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本 书 共 包括 8 个 教学 项 目 ， 其 中 项 目 1 主要 介绍 编制 安装 工程 造价 所 需要 的 定额 和 清 











单 规范 ; ME 2~ ME 7 以 实际 工程 任务 为 导向 ,按照 工程 识 图 一 计算 
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调 、 工 业 管 道 等 常用 安装 工程 的 计量 ; ME 8 在 前 面 工程 计量 的 基础 上 , 详细 介绍 了 安装 
工程 费用 项 目 组 成 和 计算 规则 ,以 及 工程 量 清单 计价 方法 。 
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未 经 许可 ， 
版 权 所 有 ， 
举报 电话 : 


不 得 以 任何 方式 复制 或 抄袭 本 书 之 部 分 或 全 部 内 容 。 
侵权 必 完 

010-62752024 ”电子 信箱 : fd@ рир. pku. edu. cn 
图 书 如 有 印 装 质量 问题 ， 请 与 出 版 部 联系 ， 电话 : 010-62756370 


随 着 我 国 高 等 教育 的 不 断 深 化 改革 ， 教 育 部 提出 部 分 本 
科 院 校 应 向 技能 型 方向 转型 ， 重 在 实际 操作 教学 ， 努 力 培养 
学 生 的 动手 能 力 。 工 程 造 价 专业 是 对 技术 能 力 要 求 非常 强 的 
专业 ， 其 中 对 工程 项 目 进行 计量 与 计价 是 该 专业 的 基本 功 。 
本 书 就 是 为 培养 技能 型 本 科 院 校 学 生 编 制 安装 工程 预算 文件 
的 基本 能 力 而 编写 的 。 本 书 主要 有 如 下 特点 。 

(1) 按照 项 目 化 教学 模式 编列 章节 ， 每 个 项 目 以 一 个 明 
确 的 工作 任务 为 驱动 ， 任 务 明确 ， 条 例 清晰 。 

(2) 将 “计量 ”与 “计价 ”内 容 分 开 , 项 目 1 首先 介绍 
了 编制 安装 工程 造价 所 需要 的 定额 和 清单 规范 ， 为 后 面 学 习 
做 好 铺 执 ; 项 目 2 一 项 目 7 以 实际 工程 案例 为 导向 ,按照 工 
程 识 图 一 计算 工程 量 一 编制 工程 量 清单 的 工作 顺序 ， 分 别 介 
绍 给 排水 、 采 暧 、 建 筑 电 气 、 消 防 、 通 风 空 调 、 工 业 管道 等 
常用 安装 工程 的 计量 方法 ; 项 目 8 在 项 目 3 中 的 采暖 工程 计 
量 工作 任务 的 基础 上 ， 以 编制 一 套 完整 的 招标 控制 价 文件 为 
工作 任务 ， 详 细 介 绍 了 工程 量 清单 计价 方法 。 

(3) 以 2017 年 开始 使 用 的 《山东 省 安 E 
额 》(SD 02 一 31 一 2016) 为 本 书 工程 案例 计量 的 主要 依据 
内 容 与 建筑 市 场 同步 ， 实 用 性 强 。 

(4) 根据 财政 部 和 国家 税务 总 局 《关于 全 面 推 开 营 业 税 
改 征 增 值 税 试点 的 通知 》 (财税 ; [2016] 36 号 ) 的 精神 +E 
筑 业 自 2016 年 5 月 1 日 起 纳入 营业 税 改 征 增 值 税 试点 范围 。 
本 次 修 版 增加 了 “和 营 改 增 ”相应 内 容 ， 并 按照 立 营 改 增 ”后 
的 计 税 方法 编制 工程 案例 的 计价 文 价 。 

(5) 采用 必 互 联网 十 ”的 模式 ， 增 加 了 大 量 安装 工程 施 
工 现场 视频 仿真 动漫 、 文 本 图 片 等 专业 知识 链接 ， 可 以 通 
过 扫描 书 中 二 维 码 的 方式 进行 查看 ;同时 , 《山东 省 安装 工 
程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 和 《山东 省 安装 工程 价 
HÆ (2017 版 )》 也 可 以 通过 扫描 二 维 码 进行 下 载 ， 从 而 使 
本 书 不 拘泥 于 书 上 现 有 的 内 容 ， 大 大 拓展 了 读者 的 知识 面 。 

本 书 由 冯 钢 担任 主编 ， 魏 磊 、 王 晓 梅 、 成 春燕 担任 副 主编 , 
郑 枫 、 邵 兰 云 参 编 。 具 体 编写 分 工 为 : 冯 钢 编写 项 目 1， 项目 2 
的 2.1 节 、2.2 节 , 项 目 7, 项 目 8 的 8.1 17, УНА 
的 4.2 节 、4.3 节 ; 王 晓 梅 编写 项 目 6; 成 春燕 编写 项 目 3, ni 
目 5, 项 目 8 的 8.2 17, 8.3 17; 郑 枫 编 写 项 目 2 的 2.3 17; HB 
兰 云 编写 项 目 4 的 4.1 节 。 济 南 建设 工程 标准 定额 站 蒋 波 和 武 
昌 理 工学 院 赵峰 对 本 书 进行 了 审阅 ， 在 此 深 表 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 当 之 处 ， 欢 迎 大 家 批评 
指正 。 
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附录 “ 某 小 学 办 公 楼 采暖 工程 招标 
控制 价 (预算 ) 文件 








1. 热管 安 装 工程 计量 与 计价 的 概念 。 — 

2. 热 悉 安装 工程 预算 的 分 类 ， 掌 握 实 装 工 程 预 算 定额 消耗 量 指标 、 预 算 定额 单价 、 
预算 定额 基价 、 预 算 定额 未 计价 材料 等 内 容 的 确定 。 

з. 热 悉 《通用 安装 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013 的 主要 内 容 。 


才艺 活动 这 让 、 К" 

1. 通过 多 媒体 等 信息 化 教学 手段 和 定额 实务 V 讲解 安装 工程 定额 分 类 及 消耗 量 定 额 
消耗 量 指标 ; ,通过 举例 讲解 基价 、 未 计价 米 料 、、 计价 材料 等 概念 。 

2. 通过 多 媒体 等 信息 化 教学 手段 及 《通用 安装 工程 量 计算 规范 ) (GB 50856 一 2013) 
实务 ， 讲 解 其 主要 内 容 








安装 工程 是 指 按照 工程 建设 施工 图 纸 和 施工 规范 的 规定 ， 把 各 种 设备 放 兽 并 固定 在 


一 定 地 方 ， 














或 将 工程 原材料 经 过 加 工 、 安 置 并 装配 而 形成 具有 功能 价值 产品 的 工作 


工程 所 包括 的 内 容 广泛 ， 涉及 多 个 不 同 种 类 的 工程 专业 。 在 建筑 行业 常见 的 安装 
工程 有 : 电气 设备 安装 工程 ， 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 ， 消 防 及 安全 防范 设备 安装 , 通风 
空调 工程 ， 





工业 管道 工程 ， 刷 油 、 防 腐蚀 及 绝热 工程 等 。 这 些 安装 工程 按 建设 项 目的 划分 


原则 ， 均 属 单位 工程 ,它们 具有 单独 的 施工 设计 文件 ,并 有 独立 的 施工 条 件 ， 是 工程 造价 
计算 的 完整 对 象 。 

安装 工程 造价 是 反映 拟 建 工程 经 济 效果 的 一 种 技术 经 济 文件 。 它 一 般 从 两 个 方面 计算 
工程 经 济 效果 : 一 方面 为 “计量 "， 也 就 是 计算 消耗 在 工程 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 数 
EF; 另 一 方面 为 “计价 ”， 也 就 是 用 货币 形式 反映 工程 成 本 。 





Wi 安装 工程 计量 与 计价 7 SA 


1.1 安装 工程 预算 定额 概述 


ЕЕЕ #=тҥн&ш=ш 


1. 安装 工程 消耗 量 定额 的 定义 

安装 工程 消耗 量 定额 是 指 完成 合格 的 规定 计量 单位 分 部 分 项 安装 工程 所 需要 的 人 工 、 
材料 、 施 工 机 械 台 班 的 消耗 量 标准 。 

2. 构成 消耗 量 定额 的 三 要 素 

消耗 量 定额 应 体现 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 和 机 械 台 班 消耗 量 三 个 要 素 。 

1) 人 工 消耗 其 (劳动 定额 ) 

劳动 定额 有 以 下 两 种 表现 形式 。 

СТ) 时 间 定 额 。 

在 正常 施工 条 件 下 ， 在 合理 的 劳动 组 织 、 合 理 的 材料 使 用 与 合理 的 机 械 配 合 条 件 下 
规定 某 种 技术 等 级 的 工人 小 组 或 个 人 完成 某 一 质量 合格 的 单位 产品 所 需 消耗 的 劳动 时 间 
包括 准备 时 间 、 结 束 时 间 、 基 本 生产 时 间 、 辅 助 生产 时 间 * 不 可 避免 的 中 断 时 间 以 及 工人 
必需 的 休息 时 间 。 

时 间 定 额 的 单位 是 玉 日 ， 每 工 日 按 8 小 时 计算 。 

(2) 产量 定额 8 

产量 定额 也 称 “ 每 工 产量 "， 是 指 在 正常 条 件 下 ,在 合理 的 材料 使 用 、 合 理 的 机 械 配 
合 条 件 下 ， 规 定 某 种 专业 技术 等 级 的 工人 小 组 或 个 人 ， 在 单位 时 间 〈 工 日 ) 内 完成 的 合格 
产品 的 数量 。 
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2) 材料 消耗 量 

OD 材料 消耗 量 的 定义 。 

材料 消耗 定额 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ,合理 使 用 材料 的 情况 下 ， 完 成 每 单位 合格 产品 
所 必须 消耗 的 各 种 材料 、 成 品 、 半 成 品 的 数量 标准 。 

(2) 安装 工程 的 材料 的 分 类 。 

O 主要 材料 :构成 安装 工程 主体 的 材料 ， 称 为 主要 材料 (简称 主 材 )， 在 消耗 量 定额 
H, 以 “( )” 标 明 。 

O 辅助 材料 ， 完 成 该 分 部 分 项 工程 不 可 缺少 的 次 要 材料 ， 称 为 辅助 材料 (简称 辅 材 ) 。 

(3) 关于 主要 材料 的 损耗 量 。 

子 目 材料 消耗 量 一 材料 净 用 量 十 损耗 量 一 材料 净 用 量 x (1 十 损耗 率 ) 
材料 净 用 量 是 构成 工程 子 目 实体 必须 占有 的 材料 。 
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项 目 1 Эйбар н! 
材料 损耗 量 包 括 从 工地 仓库 、 现 场 集中 堆放 地 点 或 现场 加 工地 点 到 操作 或 安装 地 点 的 


运输 损耗 、 施 工 操作 损耗 、 施 工 现场 堆放 损耗 等 。 
用 量 很 少 的 零星 材料 ， 计 列 人 其 他 材料 费 内 ， 并 以 占 该 定额 项 目的 辅助 材料 的 百分比 
表示 。 


为 


3) 机 械 台 班 消耗 量 


(1) 机 械 消耗 量 的 定义 。 


机 械 消耗 量 是 指 施工 机 械 在 正常 施工 条 件 下 ， 合 理 地 组 织 劳动 和 使 用 机 械 ， 完 成 单位 
合格 产品 (或 某 项 工作 ) 所 必需 的 工作 时 间 。 


(2) 机 械 台 班 定额 的 分 类 。 
O 时 间 定额 :单位 产品 时 间 定 额 即 生产 质量 合格 


“ай”. 


产品 所 必须 消耗 的 时 间 。 计 量 单位 


O 产量 定额 : 台 班 产量 定额 就 是 每 台 班 时 间 内 生产 的 质量 合格 的 单位 产品 的 数量 。 


fa 举例 说 明 ® 
构成 定额 的 三 要 素 在 消耗 量 定 额 表 中 的 体现 下 以 飞 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定 额 ) (SD 
02 一 31 一 2016) 为 例 ]， 见 表 1-1。 


TEKA: 调 直 、 切 管 、 套 丝 、 组 对 、, 连 接 尽 管道 及 管件 安装 ， 丝 所 刷 潜水 压 试验 及 水 冲洗 。 





表 1-1 山东 省 安装 工程 消耗 量 定 额 (SD 02—31—2016) 举例 (室内 给 水 镀 锌 钢管 螺纹 连接 ) 

































































计量 单位 ，10m 
定额 编号 10-112 10-1 =13 |10-1-14|10-1-15 | 1-1-16 |10-1-17 
公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
15 20 25 32 40 50 
® 称 单位 消 耗 量 
人 工 | 综 合 工 日 工 日 | 1.662 1.739 2.091 2.261 2.309 | 2.479 
ERE m | (9.910) | (9.910) | (9.910) | (9.910) | (10.20) |10. 020) 
HAIK SE A е. Бад 个 | (14.490) | (12.100) | (11.400) | (9.830) | (7.860) | (6.610) 
锯条 (各 种 规格 ) 0.778 0.792 0.815 0.821 0.834 | 0.839 
尼龙 砂轮 片 $400 片 | 0.033 0.035 0.086 0.117 0.120 0.125 
á 机 油 kg 0. 158 0. 170 0.203 0.206 0.209 0.213 
聚 四 氟 乙 烯 生 料 带宽 20 m | 10.980 | 13.040 | 15.500 | 16.020 | 16.190 | 16.580 
н 镀 锌 低 碳 钢 丝 62. 8—4. 0 kg | 0.040 0.045 0.068 0.075 0.079 0.083 
破 布 kg | 0.080 0.090 0.150 0.167 0.187 | 0.213 
热 轧 厚 钢板 68. 0 一 15.0 kg | 0.030 0.032 0.034 0.037 0.039 0.042 
氧气 m | 0.003 0. 003 0. 003 0.006 0.006 0.006 
LRA kg | 0.001 0. 001 0. 001 0. 002 0.002 0.002 

















© 


Wiz 安装 工程 计量 与 计价 7 SA 






































( 续 ) 
定额 编号 10-1-12|10-1-13|10-1-14|10-1-15| 1-1-16 |10-1-17 
公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
15 20 25 32 40 50 
# R 单位 消 耗 量 
低 碳 钢 焊条 J422 $3. 2 kg | 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
水 my 0.008 0.014 0.023 0.040 0.053 0.088 
橡胶 板 81 一 3 kg | 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 | 0.010 
H | 六 角 螺 栓 kg | 0.004 0.004 0.004 0.006 0.005 0.005 
螺纹 阀门 DN20 个 | 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 
焊接 钢管 DN20 m | 0.013 0, 014 02015 0.016 0.016 | 0.017 
8 | 橡胶 软 管 DN20 m | 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 | 0.008 





弹簧 压力 表 站 =- 100 0—1. 6MPa 块 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 



































压力 表 弯 管 DN15 个 | 0.002 0:002 0. 002 0. 002 0, 002 0. 003 
其 他 材料 费 и | 2/000 2.000 2.000 2.000 2.000 | 2.000 
载重 汽车 5 台 班 0. 003 
汽车 式 起 重 机 8t 台 班 0.003 
机 砂轮 切割 机 $400 台 班 | 0.008 0.010 0.022 0.026 0.028 0.030 
管子 切断 套 丝 机 159mm 台 班 | 0.067 0:079 0.196 0.261 0.284 0.293 
械 | 电焊 机 (综合) 台 班 | 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 
WER 3MPa 台 班 | 0. 001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
电动 单 级 离心 清水 泵 100mm 台 班 | 0. 001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 


























表 1-1 为 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 第 十 册 第 一 章 “ 给 排 
水 管道 ”中 的 “室内 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )” 的 部 分 定额 ， 现 在 提出 如 下 问题 ， 安 装 10m 
螺纹 连接 的 DN25 的 室内 给 水 镀 锌 钢管 ( 即 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 )， 需 要 消耗 多 
少 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 呢 ? 

从 该 消耗 量 定额 表 中 ,我 们 可 以 清楚 地 知道 ,安装 10m 螺纹 连接 的 DN25 的 室内 给 
水 镀 锌 钢管 ,需要 消耗 人 工 2. 091 FT H; 消耗 主要 材料 09. 910m 的 DN25 的 镀 锌 钢管 
和 11.400 个 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 )、 辅 助 材料 (如 0.815 4464. 0.086 片 尼龙 砂轮 片 、 
0. 203kg 机 油 等 ); 机 械 台 班 消耗 量 有 五 项 ， 分 别 是 0.022 个 台 班 的 $400 的 砂轮 切割 机 、 
0.196 个 台 班 的 套 丝 机 、0. 001 个 台 班 的 电焊 机 、0. 001 个 台 班 的 试 压 泵 和 0. 001 个 台 班 的 
电动 单 级 离心 清洗 泵 。 

同学 们 可 以 自己 再 翻阅 一 下 消耗 量 定额 的 其 他 项 目 ， 组 成 形式 都 是 如 此 。 

备注 : 

管道 主 材 的 消耗 量 按 如 下 公式 计算 : 

每 10m 管道 主 材 用 量 一 (10m 一 10m 管道 中 管件 .阀门 、 附 件 所 占 长 度 )X (1 十 损耗 率 ) 
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3. 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 简 介 

D 定额 的 主要 内 容 

山东 省 结合 当地 经 济 发 展 的 情况 ,根据 安装 工程 的 专业 特征 和 全 国 统一 安装 工程 预算 
定额 的 结构 设置 以 及 多 年 来 的 传统 习惯 做 法 ， 山 东 省 住房 与 城乡 建设 厅 于 2002 年 颁发 了 
2002 版 消耗 量 定额 ， 共 十 三 册 。 随 着 建筑 行业 的 不 断 发 展 ，2016 年 又 组 织 编写 了 2016 版 
消耗 量 定 额 ， 共 十 二 册 。 根 据 “ 重 建 标 字 C2016] 39” 号 文件 ，2016 版 定额 自 2017 年 3 
月 1 日 起 施行 ， 原 2002 版 定额 同时 停止 使 用 ;2017 年 3 月 1 日 前 已 签订 合同 的 工程 ， 仍 
按 原 合 同和 有 关 规 定 执行 。 



























































《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》2002 版 和 2016 版 内 容 比 较 见 表 1 -2。 
表 1-2 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》2002 版 和 2016 版 内 容 比较 
2002 版 定额 的 内 容 2016 版 定额 的 内 容 
第 一 机 械 设备 安装 工程 第 一 册 “机械 设备 安装 工程 
第 二 册 ”电气 设备 安装 工程 第 二 册 。 热 为 设备 安装 工程 
第 三 册 热力 设备 安装 工程 第 三 册 ” 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 
第 四 册 ЛИШИ? 第 四 贡 电气 设备 安装 工程 
第 五 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 第 五 册 ”建筑 智能 化 工程 
第 六 工业 管道 工程 第 六 册 ”自动 化 控制 仪表 安装 工程 
第 七 册 ”消防 及 安全 防范 设备 安装 三 程 第 七 册 ЖАТ 
第 八 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 HAA TAk Т. 
第 九 册 ”通风 空调 工程 第 儿 册 “消防 工程 
第 十 册 自动 化 控制 仪表 安装 工程 第 十 册 ”给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 
第 十 一 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 第 十 一 册 ”通信 设备 及 线路 工程 
第 十 二 册 通信 设备 及 线路 工程 第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 
第 十 三 册 ”建筑 智能 化 系统 设备 安装 工程 








2) 定额 的 结构 形式 mege 
山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 是 由 总 说 明 、 册 说 明 、 目 录 、 各 章 说 ta 54 
明 及 工程 量 计 算 规 则 、 定 额 消 耗 量 表 和 附录 组 成 。 其 中 ， 消 耗 量 定额 s 
表 是 核心 内 容 ， 它 包括 分 部 分 项 工程 的 工作 内 容 、 计 量 单位 、 项 目 名 ттт 
称 及 其 各 类 消耗 的 名 称 、 规 格 、 数 量 等 。 其 结构 形式 见 表 1- 1。 定额 (第 十 册 ) 前 五 章 】 

3) 定额 的 适用 范围 及 作用 

(1) 定额 的 适用 范围 。 
本 定额 适用 于 山东 省 行政 区 域内 新 建 、 扩 建 和 技术 改造 或 整体 更 新 改造 的 一 般 工业 与 
民用 通用 安装 工程 。 

(2) 定额 的 作用 。 

O 本 定额 是 在 山东 省 安装 工程 计价 活动 中 ,统一 安装 工程 内 容 的 项 目 划 分 、 项 目 名 
和 你、 计量 单位 和 计算 消耗 量 的 依据 。 















































安装 工程 计量 与 计价 
O 本 定额 是 招标 工程 编制 招标 控制 价 的 依据 。 


© 本 定额 是 编制 概算 定额 (指标 )、 投 资 估算 指标 以 及 测算 工程 造价 指数 的 依据 。 
Ф 本 定额 是 编制 施工 图 预算 和 投标 报价 的 基础 ， 也 可 作为 制定 企业 定额 的 参考 。 


安装 工程 价目 表 


1. 安装 工程 价目 表 的 定义 
安装 工程 价目 表 是 以 安装 工程 消耗 量 定额 的 各 类 消耗 量 为 依据 ， 计 入 现行 的 人 工 、 材 
料 、 施 工 机 械 或 仪器 仪表 台 班 单价 后 ， 形 成 的 与 安装 工程 消耗 量 定额 相对 应 的 工料 单价 
ж. 价目 表 中 的 内 容 、 工 程 适 用 范围 、 册 章节 项 目 名 称 、 定 额 编号 、 计 量 单 位 及 未 计价 材 
料 消耗 量 均 与 安装 工程 消耗 量 定额 对 应 一 致 。 使 用 时 应 按照 安装 工程 消耗 量 定额 中 的 各 册 
说 明 、 各 章 说 明 、 工 作 内 容 的 相应 规定 执行 。 
2. 定额 人 工 工资 单价 的 确定 
定额 的 人 工 工资 单价 ， 是 指 一 个 建筑 安装 工人 在 一 个 工作 日 内 ， 在 预算 中 应 计 和 人 的 全 
部 人 工 费 。 其 计算 公式 如 下 : 
定额 人 工 工资 单价 三 计时 工资 或 计件 五 资 填 奖金 十 津贴 、 补 贴 十 加 班 加 点 工资 十 
特殊 情况 下 支付 的 工资 
з. 定额 材料 (设备 ) 预算 单价 的 确定 
定额 的 材料 (设备) 预算 半价 、 症 指 材料 (包括 构件 -成品 及 半成品 等 ) 从 其 来 源 地 
(或 交 货 地 点 ) 到 达 施 工 工地 仓库 的 出 库 价格 。 其 计算 公式 如 下 
材料 (设备 ) 单 价 二 {[ 材 料 (设备 ) 原 价 十 运 杂 费 ] 闪 (1 十 材料 运输 损耗 率 )) X 
(1 十 采购 保管 费 率 ) 
4. 定额 施工 机 具 使 用 费 (简称 为 机 械 费 ) 单价 的 确定 
定额 施工 机 具 使 用 费 〈 简 称 为 机 械 费 ) 是 指 施工 作业 所 发 生 的 施工 机 械 、 施 工 仪器 仪 
表 的 使 用 费 或 其 租赁 费 。 其 计算 公式 如 下 : 
定额 施工 机 具 使 用 费 ( 简 称 为 机 械 费 ) 一 施工 机 械 台 班 单价 (折旧 费 十 
检修 费 十 维护 费 十 安 拆 费 及 场 外 运费 十 人 工 费 十 燃料 动力 费 十 其 他 费 ) 十 
施工 仪器 仪表 台 班 单价 (折旧 费 十 维护 费 十 校 验 费 十 动力 费 ) 
5. 安装 工程 预算 定额 单价 的 组 成 
预算 定额 单价 是 预算 定额 中 子 目 三 项 消耗 量 (人 工 、 材 料及 机 械 ) 在 定额 编制 中 心地 
区 的 货币 形态 表现 。 其 表达 式 如 下 : 
预算 分 项 工程 的 定额 单价 三 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
RP ATH = >》) (定额 人 工 消耗 量 x 人 工 工资 单价 ) 
材料 费 二 > (定额 材料 消耗 其 x 材料 预算 单价 ) 
ЖК = >) (定额 机 械 与 施工 仪器 仪表 台 班 消耗 量 x 施工 机 械 费 单价 ) 
说 明 : 上 式 材料 费 中 的 定额 材料 消耗 量 ， 是 指 辅助 材料 消耗 量 ， 不 包括 主要 材料 。 主 
要 材料 费 应 另行 计算 。 
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x 知识 链接 一 主要 材料 费 及 其 计算 方法 


安装 工程 是 按照 一 定 的 方法 和 设计 图 纸 的 规定 ， 把 设备 放置 并 国定 在 一 定 地 方 的 工 
E. 或 是 将 材料 、 元 件 经 过 加 工 并 安置 、 装 配 而 形成 有 价值 功能 的 产品 的 一 种 工作 。 在 计 
算 安装 所 需 费用 时 ,设备 安 装 只 能 计算 安装 沉 ， 其 购置 费 另行 计算 ,而 材料 经 过 现场 加 工 
并 安装 成 产品 时 ,不 但 要 计算 安装 费 ， 还 要 计算 其 消耗 的 材料 价值 。 在 定额 的 制定 中 ,将 消 
耗 的 辅助 或 次 要 材料 价值 ， 计 入 定额 单价 中 。 而 构成 工程 实体 的 主要 材料 ， 因 全 国 各 地 价格 
差异 较 大 ， 如 果 也 进入 统一 基价 ， 势 必 增 加 材料 价差 调整 难度 。 所 以 定额 单价 中 ， 未 计算 它 
的 价值 ， 其 价值 由 定额 执行 地 区 ,按照 当 地 材料 单价 进行 计算 ,然后 计 入 工程 造价 。 

主要 材料 数量 的 计算 : 

某 项 主要 材料 数量 一 工程 量 X 某 项 主要 材料 定额 消耗 量 

某 项 主要 材料 费 一 某 项 主要 材料 数量 尺 市 场 单价 


A \ 
现 以 前 面 的 室内 给 水 镀 锌 钢管 螺纹 连接 消耗 量 定额 表 (Ж 1 - 
1) 为 例 ， 了 解 一 下 与 其 配套 的 “室内 给 水 管道 安装 之 镀 锌 钢管 螺 【山东 省 安装 工程 价 
纹 连 接 价目 表 ”(2017 年 价格 ) ， 见 表 1 二 3。 目 表 (2017 版 ) 】 
表 1-3 价目 表 内 容 及 形式 举例 (室内 给 水 镀 锌 钢管 螺纹 连接 ) 
增值 税 (简易 计 税 ) 增值 税 (一 般 计 税 
定额 定额 


项 目 名 称 单价 材料 费 | 机 械 费 | 单价 材料 费 | 机 械 费 
编号 单位 
( 含 税 ) KIR (28) | (28) | (RE) А8 (B) | ( 除 税 ) 











一 、 贸 锌 钢管 
1. 室外 贸 匀 钢管 “螺纹 连接 ) 








10-1-1 | 公称 直径 15mm 以 内 10т | 82.64 | 66.64 | 15.21 | 0.59 | 80.18 | 66.64 | 13.01 | 0.53 





10-1-2 | 公称 直径 20mm 以 内 10т | 89.79 | 69.42 | 19.58 | 0.79 | 86.87 | 69.42 | 16.74 | 0.71 





10-1-3 | 公称 直径 25mm 以 内 lom | 95.61 | 72.41 | 21.83 | 1.37 | 92.31 | 72.41 | 18.67 | 1.23 





10-1-4 | 公称 直径 32mm 以 内 10т | 100.42 | 74.37 | 24.59 | 1.46 | 96.73 | 74.37 | 21.04 | 1.32 





10-1-5 | 公称 直径 40mm 以 内 lom | 103.92 | 76.32 | 25.88 | 1.72 | 100.01 | 76.32 | 22.15 | 1.54 





10-1-6 | 公称 直径 50mm 以 内 10т | 120. 89 | 84.15 | 30.91 | 5.83 |115.90 | 84.15 | 26.47 | 5.28 





10-1-7 | 公称 直径 65mm 以 内 lom | 149.27 | 91.88 | 49.73 | 7.66 | 141.40 | 91.88 | 42.58 | 6.94 





10-1-8 | 公称 直径 80mm 以 内 lom | 166.11 | 102.79 | 51.96 | 10.36 | 157.55 | 102.79 | 45.37 | 9.39 





10-1-9 | 公称 直径 100mm 以 内 10т | 253.77 | 121.44 | 66.87 | 65.46 | 238.46 | 121.44 | 57.34 | 59.68 





10-1-10| 公称 直径 125mm 以 内 | 10m | 294.62 | 140.90 | 81.43 | 72.29 | 276.67 | 140.90 | 69.88 | 65.89 





10-1-11| 公称 直径 150mm 以 内 | 10m | 335. 27 | 151.72 | 96.08 | 87.47 | 313.96 | 151.72 | 82.52 | 79.72 
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( 续 ) 
增值 税 (简易 计 税 ) 增值 税 (一 般 计 税 
项 目 名 称 A 单价 材料 费 | 机 械 费 | 单价 材料 费 | 机 械 费 
编号 单位 
(вв) |^Т (ав) ав) ова) | ^Т” (кв) вв) 





2. ARRAT ОЙК) 
10-1-12| 公称 直径 15mm 以 内 10т | 242.19 | 171.19 | 68.98 | 2.02 | 231.97 | 171.19 | 58.96 | 1.82 








10-1-13| 公称 直径 20mm 以 内 lom | 263.07 | 179.12 | 81.57 | 2.38 | 250.98 | 179.12 | 69.72 | 2.14 





10-1-14| 公称 直径 25mm 以 内 10т | 318.78 | 215.37 | 97.79 | 5.62 | 304.01 | 215.37 | 83.59 | 5.05 





10-1-15| 公称 直径 32mm 以 内 10т | 341. 82 | 232.88 | 101.57 | 7.37 | 326. 34 | 232.88 | 86.83 | 6.63 





10-1-16| 公称 直径 40mm 以 内 10т | 348. 81 | 237.83 | 102.91 | 8.07 | 333.07 | 237.83 | 87.98 | 7.26 





10-1-17| 公称 直径 50mm 以 内 10т | 372.92 | 255.34 | 105.77 | 11.81 |356.45 | 255.34 | 90.45 | 10.66 





10-1-18| 公称 直径 65mm 以 内 10т | 396. 43 | 269. 14 | 114.28 | 13.01 小 378. 65 | 269. 14 | 97.75 | 11.76 





10-1-19| 公称 直径 80mm 以 内 10m | 420.73 | 281.81 | 122964 \15. 96 | 401. 44 | 281. 81 | 105. 20 | 14. 43 





10-1-20| 公称 直径 100mm 以 内 10т | 419.77 | 321. 98, |.133, 63 小 24. 16 | 458. 28 | 321.98 | 114. 40 | 21.90 





10-1-21| 公称 直径 125mm 以 内 | 10m | 522, 22 | 357, 10 «184: 23 | 30.89 | 500. 10 | 357.10 | 115.01 | 27.99 



































10-1-22| 公称 直径 150mm 以 内 10т |591. 90 | 397: 27| 137.11 | 57.52 | 568.01 | 397. 27 | 117. 58 | 53.16 
HA: 表 中 的 人 工 单 价 是 按 每 个 工 印 T03 元 计 入 的 。 


知识 链接 一 关于 增值 税 的 简易 计 税 和 一 般 计 税 


增值 税 是 对 销售 货物 或 者 提供 加 工 、 修 理 修配 劳务 以 及 进口 货物 的 单位 和 个 人 ， 就 其 
实现 的 增值 额 征收 的 一 个 税种 ， 是 价 外 税 - 

1. 增值 税 纳税 人 的 划分 

(1) 增值 秘 一 般 纳 税 人 : 年 应 税 销售 额 满 500 万 元 及 其 以 上 者 。 

(2) 增值 税 小 规模 纳税 人 : 年 应 税 销售 额 未 满 500 万 元 者 。 

2. 增值 税 的 两 种 计 税 方法 

(1) 增值 税 一 般 计 税 方法 。 

一 般 纳税 人 提供 应 税 服 务 适用 一 般 计 税 方法 ,计算 公式 如 下 : 

应 纳税 额 二 当期 销 项 税额 (销售 额 X 税 率 ) 一 当期 进项 税额 
三 当期 销售 额 X11% 一 当期 进项 税额 

增值 税 一 般 计 税 方法 适用 于 交通 运输 、 建 筑 服务 、 邮 政 服务 、 基 础 电信 服务 等 行业 ; 
适用 增值 税 税率 为 11% ， 其 进项 税额 可 以 抵 扣 ; 可 以 自行 开具 增值 税 专用 发 票 ; TAER 
得 的 专用 发 票 按 规定 抵 扣 税 款 。 

(2) 增值 税 简易 计 税 方法 。 

小 规模 纳税 人 提供 应 税 服务 适用 简易 计 税 方法 ， 计算 公式 如 下 : 

应 纳税 额 二 销售 额 X 征 收 率 

增值 税 简易 计 税 法 : 其 增值 税 征收 率 为 3⁄4. 其 进项 税额 不 得 抵 扣 ; 小 规模 纳税 人 不 
能 自行 开具 增值 税 专用 发 票 .， 如 购买 方 索取 时 ,只 能 到 税务 机 关 申 请 代 开 专用 发 票 ; DA 
模 纳 税 人 不 享有 税 款 抵 扣 权 。 


项 目 1 Еа б AE 
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本 书 所 有 项 目 均 以 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02—31—2016) 为 计算 依据 。 
1.2 ”安装 工程 工程 量 清单 概述 


安装 工程 工程 量 清单 的 概念 


1. 工程 量 清单 的 定义 






1) 工程 招 投标 基本 程序 Š Í 
工程 招 投标 基本 程序 如 图 1-1 == 

所 示 。 招标 人 
2) 工程 量 清单 





工程 量 清单 是 表示 建设 工程 的 分 部 
分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 
规 费 项 日 和 税金 项 日 的 名 称 和 相应 数量 
等 的 明细 清单 。 它 是 一 个 工程 计价 中 反 图 1=1 工程 招 投标 基本 程序 
映 工程 量 特定 内 容 的 概念 ， 与 建设 阶段 
无 关 ， 在 不 同 阶段 又 可 分 为 “招标 工程 量 清 单 ” “已 标价 工程 量 清单 ”等 。 

(1) 招标 工程 量 清单 :招标 人 依据 国家 标准 、 招 标 文件 、 设 计 文件 以 及 施工 现场 实际 
情况 编制 的 ， 随 招标 文件 发 布 供 投标 人 投标 报价 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 

(2) 已 标价 工程 量 清单 :构成 合同 文件 组 成 部 分 的 投标 文件 中 已 标明 价格 、 经 算术 性 
错误 修正 (如 有 ) 且 承 包 人 已 确认 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 

招标 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 、 具 有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 招 标 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 准确 性 和 完整 性 应 由 招标 人 
负责 。 招 标 工程 量 清单 是 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 应 作为 编制 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 计 
算 或 调整 工程 量 、 索 赔 等 的 依据 之 一 。 
2. 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 50856 一 2013) 简介 
《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 包括 正文 和 附录 两 大 部 分 ， 二 者 
具有 同等 效力 。 正 文 共 四 章 ， 包 括 总 则 、 术 语 、 工 程 计 量 、 工 程 量 清单 编制 。 附 录 共 十 一 
项 ， 内 容 如 下 。 
附录 A ”机 械 设备 安装 工程 (编码 : 0301) 
附录 B 热力 设备 安装 工程 (编码 : 0302) 
附录 C ”更 惫 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 编码: 0303) 
附录 D 电气 设备 安装 工程 (编码 : 0304) 
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附录 下 ”建筑 智能 化 工程 〈 编 码 : 0305) 

附录 下 自动 化 控制 仪表 安装 工程 〈 编 码 : 0306) 

附录 G 通风 空调 工程 (编码 : 0307) 

附录 H 工业 管道 工程 〈 编 码 : 0308) 

附录 J 消防 工程 〈 编 码 : 0309) 

附录 K 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 (编码: 0310) 

附录 IL 通信 设备 及 线路 工程 (编码 ;0311) 

附录 M 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 (编码: 0312) 

附录 М 措施 项 目 〈 编 码 : 0313) 

《通用 安装 工程 工程 量 计算 规 范 》 (GB 50856 一 2013) 附录 中 包括 项 目 编码 、 项 目 名 
称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规 则 和 工程 内 容 ， 其 中 项 目 编 码 、 项 目 名 称 、 项 目 
特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 作为 五 个 要 件 的 内 容 ， 要 求 招标 大 在 编制 工程 量 清 单 时 
必须 执行 。 






































工程 量 清单 文件 的 组 成 















































1. 封面 
工程 二 清单 封面 举例 如 图 1-2(a)、 (b) 所 示 。 
3 ÀK e 工程 XK Ei 工程 
工程 景 清单 工程 量 清 单 
Я РАТ 
nma хват Әди ил. _ХШшшиййж шу, _ идея 
о у ТТТ саф ГГТУ 
Ре хин цу РЕ w ха 法 定 代 X X 工 程 造 价 咨询 企业 
(ea FRAT) FRAT) тшй) 
XXX 签字 XXX 签字 XXX 签字 XXX 签字 
шыл. _ЭЖЙЙЕЙ= aea айтта || ал, _ 8де кн л, _ 关 造价 工程 师 专用 覃 
(8 AW 338 GHR) Gsfr T PS pa ti Q) иеа Н) CARTER ЛИЙ) 
编制 时 间 : x x x X 年 X 月 X 日 复核 时 间 : X XXX 年 X 月 X 日 ЖЫНЫ: X XXX 年 X 月 X 日 复核 时 间 : XXXX 年 X 月 X 日 
(а) 招标 人 自行 编制 的 工程 量 清单 封面 O 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 的 工程 量 清单 封面 


图 1-2 工程 量 清单 封面 


项 目 1 222 гел 


其 中 图 1- 2(a) 供 招标 人 自行 编制 工程 量 清单 时 使 用 。 招 标 人 盖 单 位 公章 ， 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 签字 或 盖 章 ;编制 人 是 造价 工程 师 的 . 由 其 签字 盖 执 业 专 用 章 ; 编制 人 是 造价 员 
的 ， 在 编制 人 栏 签字 盖 专 用 章 ， 并 应 由 造价 工程 师 复核 ， 并 在 复核 人 栏 签字 盖 执 业 专用 章 。 
图 1-2(b) 供 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 工程 量 清单 时 使 用 。 工 程 造价 咨询 人 盖 
单位 资质 专用 章 ， 法 定 代表 人 或 其 授权 人 签字 或 盖 章 ;编制 人 是 造价 工程 师 的 ， 由 其 签字 
盖 执 业 专 用 章 ; 编制 人 是 造价 员 的 ， 在 编制 人 栏 签字 盖 专 用 章 ， 并 应 由 造价 工程 师 复 核 
并 在 复核 人 栏 签字 盖 执 业 专 用 章 。 

2. 总 说 明 

总 说 明 的 作用 主要 是 阐明 本 工程 的 有 关 基 本 情况 ， 其 具体 内 容 应 视 拟 建 项 目 实际 情况 
而 定 ， 但 就 一 般 情 况 来 说 ， 应 说 明 的 内 容 应 包括 以 下 几 部 分 。 

(1) 工程 概况 : 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 施 工 现场 实际 情况 、 交 通 运 输 情 
况 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 

(2) 工程 招标 和 分 包 范 围 。 

(3) 工程 量 清单 的 编制 依据 : 采用 的 标准 、 施 工 图 纸 、 标 准 图 集 等 。 

(4) 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 。 

(5) 招标 人 自行 采购 材料 的 名 称 、 规 格 型 号 、 数量 等 。 

(6) 其 他 需要 说 明 的 问题 。 

工程 量 清单 总 说 明 举例 见 表 1-4. 


表 1-4“ 某 大 厦 工 程 工程 量 清单 总 说 明 
总 说 明 
工程 名 称 : 某 大 厦 安装 工程 第 1 页 共 1 页 


1. 工程 概况 。 本 工程 建设 卉 点 位 于 某 市 某 路 20 号 工程 由 30 层 高 主楼 及 其 南 侧 5 层 高 的 裙 房 组 
成 。 主 楼 与 裙 房间 首 层 设 过 街 通道 作为 消防 疏散 通道 。 建 筑 地 下 部 分 功能 主要 为 地 下 车 库 碌 设备 用 房 。 
建筑 面积 为 73000m: ， 主 楼 地 上 30 层 、 地 下 3 层 ,家 楼 地 上 5 层 、 地 下 3 JE; 地 下 三 层 层 高 3. бт. АК 
二 层 层 高 4. 5mr、 地 下 一 层 层 高 4. 6m， 一 、 二 、 四 层 层 高 5. Im， 其 余 楼 层 层 高 为 3. Ота. WARA: 主楼 
122. 10m， 衬 楼 23. 10m。 结 构 类 型 :主楼 为 框架 - 剪 力 墙 结构 ;， 衬 楼 为 框架 工程 ;基础 为 钢筋 混凝土 桩 基础。 

2. 工程 招标 范围 。 本 次 招标 范围 为 施工 图 (图纸 工 号 为 XXXXX, 日 期 为 x 年 x 月 Xx 日 ) 范围 
内 除 消 防 系统 、 综 合 布线 系统 、 门 禁 等 分 包 项 目 以 外 的 工程 ,安装 分 包 项 目的 主体 预 埋 、 预 留 部 分 含 
在 本 次 招标 范围 内 。 

З. 工程 量 清单 的 编制 依据 。 

(1)《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定 额 》、 相 应 项 目 设置 及 计算 规则 。 

(2) 工程 施工 设计 图 纸 及 相关 资料 。 

(3) 招标 文件 。 

(4) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 等 。 

4. 其 他 有 关 说 明 。 

(1) 电气 安装 工程 中 的 盘 、 箱 、 柜 列 为 设备 ;给 排水 安装 工程 中 的 成 套 供 水 设备 、 水 箱 及 水 箱 消 
Bi KR: 空调 安装 工程 中 的 泵 类 、 分 集 水 器 、 水 箱 、 软 水 器 、 换 热 器 、 水 处 理 器 、 风 机 、 静 压 箱 、 
消 声 弯 头 、 风 机 盘 管 、 电 热 空气 幕 、 通 风 器 、 通 风 处 理 机 组 、 油 烟 净化 器 、 冷 水 机 组 等 均 列 为 设备 ， 
在 招标 报价 中 不 计 入 以 上 设备 的 价值 。 

(2) 消防 系统 、 综 合 布线 系统 等 男 进行 专业 发 包 。 总 承包 人 应 配合 专业 工程 承包 人 完成 以 下 工作 : 

O 按 专 业 工程 承包 人 的 要 求 提供 施工 工作 面 并 对 施工 现场 进行 统一 管理 ， 对 竣工 资料 进行 统一 整 
理 汇总 ; 

© 分 包 项 目的 主体 预 埋 、 预 留 由 总 承包 人 负责 。 

其 他 略 。 
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3. 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 

安装 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 是 计算 拟 建 工程 项 目 工 程 数量 的 一 种 表格 ， 见 表 1- 5。 
该 表 将 分 部 分 项 工程 量 清单 表 和 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 两 表 合 一 ， 这 种 将 工程 量 清单 
和 投标 人 报价 统一 在 同一 个 表格 中 的 表现 形式 ， 大 大 地 减少 了 投标 中 因 两 表 分 设 而 带 来 的 
出 错 的 概率 ， 说明 这 种 表现 形式 反映 了 良好 的 交易 习惯 。 可 以 认为 ， 这 种 表现 形式 可 以 满 
足 不 同行 业 工 程 计价 的 需要 。 

需要 特别 指出 的 是 ， 此 表 也 是 编制 招标 控制 价 、 投 标价 、 竣 工 结算 的 最 基本 的 用 表 。 

编制 工程 量 清单 时 ,使 用 本 表 在 “工程 名 称 ” 栏 应 填写 详细 具体 的 工程 称谓 ， 对 于 房 
屋 建 筑 而 言 ， 习 惯 上 并 无 标 段 划分 ， 可 不 填写 “ 标 段 ” 栏 ; 但 对 于 管道 敷设 、 道 路 施工 ， 
则 往往 以 标 自 划分， 此 时 ， 应 填写 “ 标 段 ” 栏 ， 其 他 各 表 涉 及 此 类 设置 ,道理 相同 。 


表 1-5 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 














































































































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
金额 (元) 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 描述 | 计量 单位 | TER | 综合 an | 其 中 ， 
单价 | 一 暂 估价 
J 
本 页 小 计 
а + 











注 : 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “其 中 : 定额 人 工 费 ”- 
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构成 一 个 分 部 分 项 工程 量 清单 的 五 个 要 件 是 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 
位 和 工程 量 ， 这 五 个 要 件 在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 组 成 中 缺 一 不 可 。 对 于 这 五 个 要 件 ， 招 
标 人 必须 按 规定 编写 ， 不 得 因 具体 情况 不 同 而 随意 变动 。 

1) 项 目 编码 

项 目 编码 是 对 分 部 分 项 工程 量 清单 中 每 个 项 目的 统一 编号 ， 其 功能 作用 与 概 预算 定额 
的 编号 一 样 ， 但 又 不 同 于 定额 编号 。 其 原因 有 二 : 第 一 ， 除 全 国 各 类 统一 定额 为 统一 编号 
外 ,各 地 区 管理 的 定额 均 为 各 自 的 编号 ; 第 二 ,现行 各 级 及 各 类 定额 多 数 为 两 段 编号 ,而 
项 目 编号 为 五 级 编码 。 关 于 项 目 编码 的 组 成 及 含义 说 明 如 下 。 

分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 编码 ， 应 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表 示 : 一 至 九 位 应 按 “13 计 
量规 范 ” 附 录 中 的 规定 设置 ; 十 至 十 二 位 应 根据 拟 建 工 程 的 工程 量 清 单项 目 名 称 设置 ， 同 
一 招标 过 程 的 项 目 编码 不 得 有 重复 。 综 上 所 述 ， 项 目 编码 因 专业 不 同 而 不 同 ， 以 工业 管道 
[ 程 为 例 ， 其 各 级 编码 含义 说 明 如 图 1 -3 所 示 。 


全 国 统一 编码 ] Г бран 
000 


оз во ooi 00 
i 























第 五 级 为 清单 项 目 顺序 码 (由 清 


单 编制 人 设 痹 ， 从 000 开 始 ) 





第 二 级 为 专业 顺序 码 ， 
08 为 工业 管道 工程 





第 三 级 为 分 部 工程 顺序 码 ， 
I01 为 第 一 节 低压 管道 工程 





第 网 级 为 分 项 工程 项 目 顺序 码 ， 
| 001 表示 低压 碳 钢管 





图 1-3 工程 量 清单 编码 含义 


2) 项 目 名 称 

安装 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 的 “项 目 名 称 ” 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 
(GB 50856 一 2013) 规定 ， 结 合 拟 建 工程 项 目的 实际 填写 。 

3) 项 目 特 征 

项 目 特征 构成 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 、 措 施 项 目 自身 价值 的 本 质 特征 。 安 装 工程 分 
部 分 项 工程 量 清 单 的 “项 目 特 征 ” 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 50856 一 
2013) 规定 ,结合 拟 建 工程 项 目的 实际 予以 描述 。 

(1) 工程 其 清单 项 目 特 征 描述 的 重要 意义 。 

O 项 目 特征 是 区 分 清单 项 目的 依据 。 工 程 量 清单 项 目 特征 是 用 来 表述 分 部 分 项 清单 
目的 实质 内 容 ， 用 于 区 分 计价 规范 中 同一 清单 条 目下 各 个 具体 的 清单 项 目 。 没 有 项 目 特征 
的 准确 描述 ， 对 于 相同 或 相似 的 清单 项 目 名 称 ， 就 无 从 区 分 。 

@ 项 目 特征 是 确定 综合 单价 的 前 提 。 由 于 工程 量 清单 项 目的 特征 决定 了 工程 实体 的 
实质 内 容 ， 必 然 直接 决定 了 工程 实体 的 自身 价值 。 因 此 ， 工 程 量 清 单项 目 特征 描述 得 准确 
与 否 ， 直 接 关系 到 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 准确 确定 。 

图 项 目 特征 是 履行 合同 义务 的 基础 。 实 行 工程 量 清单 计价 ， 工 程 量 清单 及 其 综合 单 
价 是 施工 合同 的 组 成 部 分 因此， 如 果 工 程 量 清单 项 目 特 征 的 描述 不 清楚 甚至 漏 项 、 错 
误 ， 从 而 引起 在 施工 过 程 中 的 更 改 . 都 会 引起 分 上 法， 导致 纠纷 。 
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(2) 在 进行 项 目 特征 描述 时 应 掌握 的 要 点 。 

@ 对 于 涉及 正确 计量 的 内 容 、 涉 及 结构 要 求 的 内 容 、 涉 及 材质 要 求 的 内 容 和 涉及 安 
装 方式 的 内 容 ， 必 须 进行 描述 。 

@ 对 于 对 计量 计价 没有 实质 影响 的 内 容 、 对 于 应 由 投标 人 根据 施工 方案 确定 的 内 容 、 
对 于 应 由 投标 人 根据 当地 材料 和 施工 要 求 确定 的 内 容 ， 以 及 对 于 应 由 施工 措施 解决 的 内 
容 ， 可 不 进行 描述 。 
@ 对 于 无 法 准确 描述 的 内 容 、 对 于 施工 图 纸 和 标准 图 集 标注 明确 的 内 容 等 ， 可 不 进 





























(GB 50856 一 2013) 的 规定 确定 。 当 计量 单位 有 两 个 或 两 个 以 上 时 ， 应 根据 所 编 工 程 量 清 
单项 目的 特征 要 求 ， 选 择 最 适宜 表现 项 目 特征 并 方便 计量 的 单位 : 
工程 数量 的 计量 单位 应 按 规定 采用 法 定单 位 或 自然 单位 除 各 专业 另 有 特殊 规定 外 
均 按 以 下 单位 计量 ， 并 应 遵守 有 效 位 数 的 规定 。 
(1) 以 质量 计算 的 项 目 为 + 或 kg， 应 保留 小 数 点 后 三 位 数字 ， 第 四 位 四 舍 五 人 
(2) 以 体积 计算 的 项 目 为 mz? ， 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 会 五 入 。 
(3) 以 面积 计算 的 项 目 为 m?， 应 保留 办 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 会 五 入 。 
(4) 以 长 度 计算 的 项 目 为 m， 应 保留 外 数 点 后 两 位 数字 ,第 三 位 四 会 五 入。 
(5) 以 自然 计量 单位 计算 的 项 目 为 个 、 套 、 块 、 样 、 组 、 台 等 ， 应 取 整 数 。 
(6) 没有 具体 数量 的 项 目 为 系统 、 项 等 ， 应 取 整 数 。 
5) 工程 内 容 
工程 内 容 是 指 完成 该 清单 项 目 可 能 发 生 的 具体 工程 操作 ， 它 来 源 于 原 预算 定额 ,定额 
中 均 有 具体 规定 ， 无需 像 “项 目 特 征 ” 那 样 必须 进行 描述 。 “工程 内 容 ” 的 功能 作用 是 可 
供 招标 人 确定 清单 项 目 和 投标 人 投标 报价 参考 。 
6) 分 部 分 项 工程 量 计算 规则 
清单 中 各 分 项 工程 数量 主要 是 通过 工程 量 计 算 规 则 与 施工 图 纸 内 容 相 结合 计算 确定 
的 。 工 程 量 计算 规 则 是 指 对 清单 项 目 各 分 项 工程 量 计算 的 具体 规定 。 除 男 有 说 明 外 ,所 有 
清单 项 目的 工程 量 应 以 实体 工程 量 为 准 ， 并 以 完成 后 的 净值 计算 ; 投标 人 报价 时 ,应 在 综 
合 单价 中 考虑 施工 中 的 各 种 损耗 和 需要 增加 的 工程 数量 。 
4. 措施 项 目 清单 与 计价 表 
[s]; [s] 措施 项 目 是 指 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 准备 和 施 
К 过 程 中 的 技术 、 生 活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 项 目 。 
z] 安装 工程 措施 项 目 确定 必须 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 
By 规范 》 (СВ 50856—2013) 的 规定 编制 ， 所 有 的 措施 项 目 均 以 清单 形式 
палата 列 项 。 
工程 量 计算 规范 】 Е А _ 
对 于 能 计算 工程 量 的 措施 项 目 ， 采 用 单价 项 目的 方式 ， 列 出 项 目 编 
码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 计 算 规则 ， 填 写 “ 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 
项 目 清单 与 计价 表 ”( 表 1- 5)。 
对 于 不 能 计算 出 工程 量 的 措施 项 目 ， 则 采用 总 价 项 目的 方式 ， 按 照 《 通 用 安装 工程 工 
程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附录 N 规定 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 确定 清单 项 目 ， 不 













































































项 目 1 


安装 工程 定额 








必 描 述 项 目 特征 和 确定 计量 单位 。 措 施 项 目 编码 与 名 称 见 表 1-6 和 表 1-7。 
总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 1-8。 


表 1-6 专业 措施 项 目 编码 、 名 称 一 览 表 






































项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 编码 项 目 名 称 
设备 、 管 道 施 
031301001 吊装 加 固 031301007 Ч Е. AM: 031301013 | 工 的 安全 、 防 冻 
031301002 жиш 031301008 кеша 031301014 МОИИ 
© 拆除、 位 移 拆除 态 工程 
031301003 | 平台 铺设 、 拆 除 | 031301009 | 特殊 地 区 施工 增加 省 0330yo15 | 管道 安 拆 后 的 
充气 保护 
隧道 内 施工 的 通 
Ке | | 安装 与 生产 同时 施 | 风 、 供 水 、 供 气 、 
031301004 顶 升 、 提 升 装置 | 031301010 TJ 031301016 供电 、 照 明 及 通信 
设施 
i 专 E 有 害 身 体 健 康 环 
031301005 Na эша 031301011 ДЕ шышы 031301017 脚手架 搭 拆 
031301006 | 焊接 工艺 评定 031301012 工程 系统 检测 检验 | 031301018 其 他 措施 
注 : 1. 由 国家 或 地 方 检测 部 门 进 行 的 各 种 检测 ， 指 安装 工程 不 包括 的 金属 经 营 服务 性 项 目 ， 如 通电 
测试 、 防 雷 装 置 检 测 、 安 全 、 消 防 玉 程 答 测 、 室 内 空气 质量 检测 等 。 


2. 脚手架 按 各 附录 分 别 列 








项 。 


3. 其 他 措施 项 目 必须 根据 实际 措施 项 目 名 称 确定 项 目 名 称 ， 明 确 描述 工作 内 容 及 所 包含 的 





























范围 。 
表 1-7 安全 文明 施工 及 其 他 措施 项 目 编码 、 名 称 一 览 表 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 编 码 даай 项 目 编 码 项 目 名 称 
031302001 | 安全 文明 施工 031302004 | 二 次 搬运 03130207 | 高层 建筑 增加 
031302002 | 夜间 施工 增加 031302005 | 冬 雨季 施工 增加 
031302003 | 非 夜间 施工 增加 031302006 | 已 完工 程 及 设备 保护 








È: 1. 本 表 所 列 项 目 应 根据 工程 实际 情况 计算 措施 项 目 费 ， 需 分 挫 的 应 合理 计算 挫 销 费用 。 
2. 施工 排水 是 指 为 保证 工程 在 正常 条 件 下 施工 而 采取 的 排水 措施 所 发 生 的 费用 。 
З. 施工 降水 是 指 为 保证 工程 在 正常 条 件 下 施工 而 采取 的 降低 地 下 水 位 的 措施 所 发 生 的 费用 。 


4. 高 层 建 筑 增加 : 


O 单 层 建筑 物 榴 口 高 度 超过 20m， 多 层 建筑 物 超过 6 层 时 ， 按 各 附录 分 别 列 项 ; 
(2) 突出 主体 建筑 物 顶 的 电梯 机 房 、 楼 梯 出 口 间 、 水 箱 间 、 睦 望 塔 、 排 烟 机 房 等 不 计 入 榴 口 
高 度 。 计 算 层 数 时 ,地 下 室 不 计 入 层 数 。 


© 


MD retasit ШЛУ 


表 1-8 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
































工程 名 称 : в. 第 页 共 页 
_ | 项 目 计算 | 费 率 | 金额 | 调整 费 率 | 调整 后 金额 | 。、 
序号 | 编码 上 基础 | (%) | (元 ) | (% а 
1 安全 文明 施工 费 
2 夜间 施工 费 
3 二 次 搬运 费 
1 冬 雨 季 施 工 增加 费 
5 大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 
6 施工 排水 、 施 工 降水 
地 上 、 地 下 设施 、 建 筑 物 的 临 
时 保护 设施 
8 已 完工 程 及 设备 保护 
9 有 关 专 业 工 程 的 措施 项 目 























合 计 
W: 1.“ 计 算 基 础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ” “定额 人 工 费 ”或 “ 定 客人 工 费 十 定 客机 械 
费 "， 其 他 项 目 可 为 “定额 人 工 费 ”或 六 定额 大 工 费 十 定额 机 械 费 ”. 
2. 按 施工 方案 计算 的 措施 慌 ， 若 无 “计算 某 础 ”和 “发 率 ”的 数值 ， 也 可 只 填 “ 人 金额” 数值 
备注 栏 内 注 明 施工 方案 出 处 或 计算 办 法 )。 
建设 工程 费用 项 目 组 这 有 计 算 规则 》 将 “安全 光明 施工 费 ” 放 在 “ 规 费 ” 内 计 取 ， 











5. 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
其 他 项 目 清单 是 指 “ 分 部 分 项 工程 量 清单 “和 “措施 项 目 清单 ”所 包含 的 内 容 以 外 ， 
因 招 标 人 的 特殊 要 求 而 发 生 的 与 拟 建安 装 工程 有 关 的 其 他 费用 项 目 和 相应 数量 的 清单 。 其 
他 项 目 清单 应 按 暂 列 金额 、 暂 估价 (包括 材料 暂 估 单价 、 工 程 设 备 暂 估 单 价 、 专 业 工 程 暂 
估价 )、 计 日 工 和 总 承包 服务 费 四 项 内 容 列 项 。 其 余 不 足 部 分 ,编制 人 可 以 根据 工程 的 具 
体 情 况 进行 补充 。 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 见 表 1 -9。 
表 1-9 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 



































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 даай 计量 单位 金额 (元 ) 备 注 
1 暂 列 金额 明细 详 见 表 10 -7 
2 暂 估价 
2.1 材料 〈 工 程 设备 ) 暂 估 单 价 明细 详 见 表 10-8 
2.2 专业 工程 暂 估价 明细 详 见 表 10- 9 
3 计 日 工 明细 详 见 表 10-10 
4 总 承包 服务 费 明细 详 见 表 10-11 
合 H = 











注 : 材料 〈 工 程 设 备 ) 暂 估 单价 进入 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 


йн! Еа Ж AGE 





1) 暂 列 金额 

暂 列 金额 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 。 用 于 工程 合同 
签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 生 的 工程 
变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 合同 价款 调整 ， 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 等 确认 的 费用 。 

在 实际 履约 过 程 中 ， 暂 列 金额 可 能 发 生 ， 也 可 能 不 发 生 。 编 制 本 表 时 ， 要 求 招标 人 能 
将 暂 列 金额 与 拟 用 项 目 列 出 明细 ， 填 人 “和 暂 列 金额 明细 表 ” 中 ,， 见 表 1- 10。 但 如 确实 不 
能 详 列 也 可 只 列 暂 定金 额 总 数 ， 投 标 人 应 将 上 述 暂 列 金 额 计 入 投标 总 价 中 (但 并 不 属于 承 
包 人 所 有 和 支配 ， 是 否 属于 承包 人 所 有 受 合同 约定 的 开支 程序 的 制约 )。 

表 1-10 暂 列 金额 明细 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计量 单位 暂 定 金额 (元) 备 Ж 
















































































合 计 = 
注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 暂 定金 额 总 数 、 投标 人 应 将 上 述 暂 定金 额 计 入 投标 
总 价 中 。 


2) 暂 估价 

暂 估价 是 招标 大 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材 
料 、 工 程 设备 的 单价 以 及 专业 工程 的 金额 ; 

一 般 而 言 、 为 方便 合同 管理 和 计价 ， 需 要 纳入 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 中 的 
暂 估价 最 后 只 是 材料 费 ， 以 方便 投标 人 组 价 。 招 标 人 针对 相应 的 拟 用 项 目 ， 即 按照 材料 设 
备 的 名 称 分 别 给 出 ， 填 入 “材料 (工程 设备 ) 暂 估 单价 及 调整 表 ” 中 ， 见 表 1 -11。 

表 1-11 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 

LRA: ий. 第 页 共 页 
E| 材料 (工程 设备 ) | 计量 | ”数量 ”| 暂 估价 (元 ) | 确认 价 (元 ) | 差价 十 (元 ) 
号 | 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 | ыңа | 确认 | 单价 | 合计 | 单价 | 合 价 | 单价 | ай 








备注 



























































注 : 此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单 价 "， 并 在 备注 栏 说 明 暂 估价 的 材料 、 工 程 设备 拟 用 在 哪些 清单 项 目 
L. 投标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设备 暂 估 单 价 计 和 人 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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专业 工程 暂 估价 一 般 应 是 综合 暂 估 价 ， 应 当 包 括 除 规 费 、 税 金 以 外 的 管理 费 、 利 润 
等 。“ 专 业 工程 暂 估 价 及 结算 价 表 ” 见 表 1 -12。 
投标 人 应 将 上 述 暂 估价 金额 汇总 计 入 投标 总 价 中 。 
表 1-12 专业 工程 暂 估 价 及 结算 价 表 
工程 名 称 : №8: 第 页 共 页 
序号 тай 工程 内 容 | 暂 估 人 金额 (л) | 结算 金额 (л) | 差额 士 (元 ) 备注 









































注 : 此 表 “ 暂 估 人 金额 ”由 招标 人 填写 ,投标 人 应 将 “ 暂 估 人 金额 ” 计 入 投标 总 价 中 ， 结 算 时 按 合 同 约 
定 的 金额 填写 。 


D HAI 
计 日 工 是 指 在 施工 过 程 中 ， 承 包 人 完成 发 包 人 提出 的 工程 合同 范围 以 外 的 零星 项 目 或 
工作 ， 按 合同 中 约定 的 单价 计价 的 一 种 方式 。 计 日 工 表 见 表 1- 13。 
表 1~13“ 计 日 工 表 
工程 名 称 : PREL: 第 页 共 页 
















































































á 综合 单价 合 价 (元 ) 
编号 项 目 名 称 单位 `| 暂 定数 量 | 实际 数量 (元 ) ше 实际 
人 工 
1 
2 
3 
人 工 小 计 
= 材料 
1 
2 
3 
1 
材料 小 计 
= 施工 机 械 
І 
2 
3 
施工 机 械 小 计 
总 计 
注 : 此 表 项 目 名 称 、 暂 定数 量 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规范 规 


定 确定 ; 投标 时 ,单价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定数 量 计算 合 价 计 入 投标 总 计 中 。 结 算 时 ， 按 
发 承包 双方 确认 的 实际 数量 计算 合 价 。 


йн! Еа Ж AE 





4) 总 承包 服务 费 
总 承包 服务 费 是 指 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 发 包 人 自行 采购 
的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 保管 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 费用 。 



































总 承包 服务 费 计价 表 见 表 1 - 14。 
表 1- 14 总 承包 服务 费 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 ， 第 页 共 页 
序号 | 项 目 名 称 及 服务 内 容 | MAMM (元 ) | 服务 内 容 | 计算 基础 | 费 率 (%)| 金额 (元 
发 包 人 发 包 专业 工程 
2 发 包 人 供应 材料 
® 计 
HE; 此 表 项 目 名 称 、 服 务 内 容 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,/ 费 率 及 爹 额 由 招标 人 按 有 关 计 价 





规定 确定 。 投 标 时 ， 费 率 及 金额 由 投标 人 自主 报价 ， 计 人 投标 总 价 中 。 


6. 规 费 、 税 金 项 目 清 单 与 计价 表 

规 费 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 或 省 级 有 关 权力 部 门 规定 施工 企业 必 
须 缴纳 的 ， 应 计 人 建筑 安装 工程 造价 的 费用 。 希 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 : 社会 保 
障 费 (包括 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 医 疗 保险 费 、 工 伤 保险 费 、 生 育 保 险 费 )、 住 房 公 
积 金 、 工 程 排污 费 。 

税金 是 指 国 家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 和 地 方 教育 附加 。 税 金 项 目 清单 应 包括 下 列 内 容 ;* 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 、 地 方 教育 附加 

规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 见 表 1- 15. 


表 1-15 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 












































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 基数 | HARE (%) | 金额 (元 
1 规 费 定额 人 工 费 
£ 3 社会 保障 费 定额 人 工 费 
(1) 养老 保险 费 定额 人 工 费 
(2) 失业 保险 费 定额 人 工 费 
(3) 医疗 保险 费 定额 人 工 费 
(4) 工伤 保险 费 定额 人 工 费 
(5) 生育 保险 费 定额 人 工 费 
1.2 住房 公积金 定额 人 工 费 
s: 按 工程 所 在 地 环境 保护 
工程 排污 费 | 部 门 收取 标准 ， 按 实 计 入 
分 部 分 项 工程 费 十 措施 
2 税金 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 
费 一 按 规定 不 计 税 的 工程 
设备 金额 
合 H 











注 :《 山 东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 规 定 ,“ 安 全 文明 施工 费 ” 以 “ 规 费 ” 形 式 计 取 。 
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бл а) 





安装 工程 定额 、 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 等 是 编制 安装 工程 造价 的 主要 文件 
之 一 。 本 部 分 内 容重 点 要 求学 生 熟 悉 安 装 工程 定额 、 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 的 
内 容 与 组 成 ， 了 解 安装 工程 消耗 量 定额 与 价目 表 的 关系 ， 熟悉 安 装 工程 清单 的 概念 和 
组 成 ， 培 养 学 生 熟 练 使 用 上 述 文件 编制 安装 工程 预算 的 能 力 。 





@ 自 测 练习 5) 




















一 、 名 词 解释 

1. 安装 工程 消耗 量 定额 

2. 安装 工程 价目 

з. 工程 量 清单 

4. 总 承包 服务 费 

5. 措施 项 目 费 

二 、 填 空 题 

1. 消耗 量 定额 应 体现 А 和 Zy 
要 素 。 

2. 山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 是 由 š š 、 各 章 (%) 说 
m. 定额 表 和 附录 或 附注 组 成 。 其 中 ，_ 是 核心 内 容 ， 它 包括 分 部 分 项 工程 的 工作 
内 容 、 计 量 单 位 、 项 目 名 称 及 其 各 类 消耗 的 名 称 、 规 格 、 数 量 等 。 

3. 安装 预算 分 项 工程 的 定额 单价 二 + +T. š 

4. 构成 一 个 分 部 分 项 工程 量 清单 的 五 个 要 件 是 5 ` ` 

和 ， 这 五 个 要 件 在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 组 成 中 缺 一 不 可 。 对 于 这 五 个 
要 件 ， 必须 按 规定 编写 ， 不 得 因 有 具体 情况 不 同 而 随意 变动 。 

5. 其 他 项 目 清单 应 按 ç š 和 四 项 内 容 列 项 。 

三 、 单 项 选择 题 

1. 工程 量 清单 的 编制 者 是 〈 Ns 

A. 建设 行政 主管 部 门 B. 招标 人 

C. 投标 人 D. 工程 造价 咨询 机 构 

2. 从 性 质 上 说 ， 工 程 量 清单 是 ) 的 组 成 部 分 。 

A. 招标 文件 B. 施工 设计 图 纸 

C. 投标 文件 D. 可 行 性 研究 报告 


3. 根据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013) 中 的 规定 ， 工 程 量 清单 
项 目 编码 的 第 四 级 表示 ( 05, 

А. 分 类 码 B. 章 顺序 码 

C. 节 顺 序 码 D. 分 部 分 项 工程 顺序 码 


йн! Еа ба ЕЕЕ 





4. 工程 量 清单 是 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 组 成 不 包括 ( Jia 

A. 分 部 分 项 工程 量 清单 B. 措施 项 目 清 单 

C. 其 他 项 目 清单 D. 直接 工程 费用 清单 

5. 定额 中 规定 的 定额 时 间 不 包括 ( k; 

А. 休息 时 间 B. 施工 本 身 造 成 的 停工 时 间 

C. 辅助 工作 时 间 D. 不 可 避免 的 中 断 时 间 

6. 暂 估 价 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 〈 ) 的 材料 、 工 程 设备 的 单 
价 以 及 专业 工程 的 金额 。 

A. 必然 发 生 ， 但 暂时 不 能 确定 价格 B. 可 能 发 生 ， 但 暂时 不 能 确定 价格 

C. 可 能 发 生 ， 也 可 能 不 发 生 的 价格 D. 以 上 说 法 都 不 对 





给 排水 工程 计量 
geese КУ | 


. 了解 建筑 给 排水 系统 、 卫 生 器 具 的 组 大 SA E 
P ikita kipita T TETIN 工程 计量 黄 定 好 基础 。 
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8: 党 所 建筑 给 排水 工程 量 计 算 规 则 、 能 热 练 计算 建筑 给 排水 工程 的 工程 量 。 
ылы ышы к. 制 建筑 给 排水 分 部 分 项 工 


程 量 清单 。 x җа L 
*@ssšsst. У 

ЖИМ ру айке КЕ лей Жие 
耗 量 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 

2. 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 建筑 给 排水 工程 量 计算 规则 、 工 程 量 清单 项 目 设 置 的 内 
容 及 工程 量 清单 的 编制 方法 。 


有 工作 任务 


依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 ) (GB 50856 一 2013) 等 资料 ， 计 算 下 面 某 学 校 办 公 楼 给 排水 工程 的 工程 量 ， 并 编制 
其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 概况 如 下 。 

(1) B 2-1 为 茶 学 校 办 公 楼 底层 建筑 平面 图 ， 该 建筑 中 部 设 有 男女 卫生 间 。 图 2-2— 
图 2-6 为 该 卫生 间 给 排水 管道 平面 图 和 系统 图 。 图 中 标注 尺寸 标高 以 米 计 ， 其 余 均 以 毫 
米 计 。 所 注 标高 以 底层 办 公 室 地 坪 为 士 0. 00m. 室外 地 面 为 一 0. 60m, 
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语 层 管道 平面 图 
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图 2-2 底层 给 排水 管道 平面 图 
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图 2-3 标准 层 给 排水 管道 平面 图 
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顶层 管道 平面 图 — 1100 
图 2-4 顶层 给 排水 管道 平面 图 
12.580 





图 2-5 给 水 管道 系统 图 
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排水 管道 系统 图 1: 100 
图 2-6 排水 管道 系统 图 


(2) 给 水 管 采用 改 性 聚 丙烯 (PP-R) 管 。 热 熔 连 接 ; 排水 管 采 用 硬 质 聚 气 乙 烯 塑 料 
排水 管 (PVC 管 )， 粘 接连 接 。 

(3) 大 便器 为 瓷 高 水 箱 冲 洗 。 小便 档 采 用 塑料 多 孔 冲 洗 管 冲刷 制作 ， 地 漏 为 DN50 塑料 
地 漏 。 给 水 进 户 管 处 为 法 兰 闵 闪 ， 采 用 塑料 法 兰 ( 带 短 管 ) 热 熔 连 接 安 装 , ]L-1、JL-2 分 
别 在 首 层 地 面 以 上 30cm 处 各 安装 丝 扣 铜 球 闪 1 个， 规格 同 管 径 。 

(4) 进 、 出 户 道 穿 越 基础 外 墙 设置 刚性 防水 套 管 ， 套 管 填料 为 油 麻 ; 给 水 干 、 立 管 穿 
墙 及 楼 板 处 设置 一 般 塑 料 套 管 。 排 水 立 管 穿 越 楼 板 处 ， 上 下 分 别 设置 塑料 止 水 环 和 阻 火 转 
(管道 穿 楼 板 、 穿 墙 孔 洞 及 管道 安装 完毕 后 的 堵 洞 均 由 土建 考虑 完成 ， 此 项 目 暂时 不 计 ) 。 

(5) 管道 施工 完毕 ， 给 水 系统 进行 静水 压力 试验 ， 试 验 压力 为 0.6MPa; 排水 系统 安 
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装 完 毕 进行 灌水 试验 ,施工 完毕 再 进行 通 水 、 通 球 试验 。 排 水 管道 模 管 严格 按 坡 度 施工 ， 
图 中 未 注 明 坡度 者 依 管 径 大 小 分 别 为 DN75, 1=0. 025; DN100, i=0. 02. 
(6) 未 尽 事宜 ， 按 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执 行 。 





2.4 给 排水 工程 识 图 基本 知识 





给 排水 工程 包括 给 水 工程 和 排水 工程 两 个 系统 。 按 照 其 所 处 位 置 的 不 同 ， 可 分 为 城市 
给 水 排水 工程 和 建筑 给 水 排水 工程 ， 如 图 2-7 所 示 。 本 项 目 主要 以 建筑 内 部 (室内 ) 给 
排水 工程 为 主 。 

















2-7 给 排水 工程 分 类 


室内 给 水 系统 


自 建筑 物 的 给 水 引入 管 至 室内 各 用 水 
及 配水 设施 部 分 ， 称 为 室内 给 水 系统 。 

1. 室内 给 水 系统 的 分 类 

室内 给 水 系统 按 用 途 可 分 以 下 三 类 。 

(1) 生活 给 水 系统 ; 

(2) 生产 给 水 系统 ; 

(3) 消防 给 水 系统 。 

2. 室内 给 水 系统 的 组 成 

室内 给 水 系统 主要 包括 引入 管 、 水 
表 节 点 、 给 水 管 网 、 给 水 附件 、 升 压 和 kg 
储 水 设备 等 ， 如 图 2-8 所 示 。 

3. 室内 给 水 系统 的 给 水 方式 

常用 室内 给 水 方式 如 图 2- 9 所 示 。 图 2-8 室内 给 水 系统 的 组 成 
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@ 单 设 水 箱 的 给 水 方式 
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回 气 压 给 水 方式 





图 2-9 常用 室内 给 水 方式 














(b) 


@@ 水 泵 给 水 方式 
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4. 给 水 设备 与 附件 

1) 水 箱 

建筑 给 水 系统 中 ， 在 需要 增 压 、 稳 压 、 减 压 或 者 需要 储存 一 定 的 水 量 时 ， 均 可 设置 
水 箱 。 水 箱 可 用 钢板 、 玻 璃 钢 等 材料 制 成 。 一 般 设 于 屋顶 水 箱 间 (北方 ) 或 直接 放 于 屋 
面 上 (南方 )。 水 箱 设 有 进 水 管 、 出 水 管 、 溢 流 管 、 汇 水管 和 水 位 信和 号 装置 ， 如 图 2-10 
所 示 。 



































【水 箱 及 配 管 】 


图 2-10 水 箱 配 管 配件 及 安装 图 





1 一 水 箱 ; 2 一 进 水 管 ; 3 一 出 水 管 ? 4 一 溢 水 管 ， 5 一 排污 GQ k) 管 ; 
6 一 箱 盖 ; 7 一 枯木 ，8 一 木 盘 ; 9 一 白 铁皮 





2 ЖЖ 

水 泵 是 利用 叶轮 高 速 旋转 而 使 水 产生 的 离心 力 来 工作 的 ， 由 泵 党 、 叶 轮 、 吸 水 管 及 压 
水 管 组 成 。 离 心 泵 构造 及 管 路 附件 如 图 2- 11 所 示 。 

3) 气压 给 水 装 管 

气压 给 水 设备 是 给 水 设备 的 一 种 ,利用 密闭 镀 中 压缩 空气 的 压力 变化 ， 调 节 和 压 送水 
E, 在 给 水 系统 中 主要 起 增 压 和 水 量 调节 的 作用 ， 如 图 2-12 所 示 。 

4) 水 表 

水 表 是 用 来 计量 用 户 累 计 用 水 量 的 仪表 。 过 去 我 国 广泛 采用 传统 的 流速 式 水 表 ， 它 是 
根据 流速 与 流量 成 比例 这 一 原理 制作 的 。 流 速 式 水 表 按 翼 轮 转轴 构造 不 同 ， 分 为 旋翼 式 和 
020. Ш 2-13 т. 通常 ,在 建筑 给 水 系统 中 ,水 表 直 径 小 于 50mm 时 ， 采 用 旋翼 
式 水 表 ; 大 于 50mm 时 ， 可 选用 旋翼 式 水 表 或 螺 辟 式 水 表 。 

随 着 数字 技术 的 不 断 发 展 。IC 卡 预付 费 水 表 已 得 到 普遍 应 用 。IC 卡 预 付费 水 表 是 一 
种 集 自动 供水 、 自 动 计量 、 自 动 收 费 、 自 动 控制 、 显 示 报 警 等 多 种 功能 于 一 体 的 全 新 概念 
的 智能 水 表 ， 是 传统 水 表 的 换代 产品 。 它 主要 由 发 讯 基 表 、 电 控 板 和 电动 阀 三 部 分 组 成 ， 
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图 2-11 离心 泵 构造 及 管 路 附件 
1 一 泵 过 ;2 一 泵 油 ，3 一 叶轮 ;4 一 吸水 管 ， 5 一 压 水 管 ;6 一 底 阀 ;7 一 闸阀 ，8 一 灌水 斗 ; 
9 一 泵 座 ; 10 一 压 水 管 ; 11 一 闸阀 ; 12—04 8; 13—09; 14 一 压力 表 ; 
ШЕ ДЫ 15—024; 16-00: 17— 
R 
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【气压 给 水 设备 
工作 原理 】 





















去 用 户 管 网 











ЖШ ПЖ) 
图 2-12 气压 给 水 设备 
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图 2-13 K 


如 图 2-14 所 示 。 其 工作 原理 是 : 以 IC 智能 卡 为 载体 ， 在 管理 系统 与 智能 水 表 间 双向 传 
递 数据 ， 实 现 管理 功能 。 用 户 把 预购 的 水 量 存 于 表 中 ,用 水 时 ， 该 表 实 时 采集 流量 信号 ， 
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并 在 预购 的 水 量 中 扣除 。 当 表 内 剩余 水 量 小 于 2m 时 ,给 出 声音 报警 ， 同 时 关闭 阀门 ， 这 
时 插 用 户 卡 可 以 打开 阀门 ， 提 示 及 时 购 水 。 当 剩余 水 量 为 零 时 ,关闭 阀门 ， 用 户 重 新 购 
水 、 择 卡 、 打 开 阀 门 用 水 。 
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图 2-14 IC 卡 水 表 


5) 阀门 
给 水 系统 常用 的 几 种 阀门 如 图 2 — 15 所 示 。 


(a) ERII (b) 阅 阀 OMR. QD ШЕ (e) її (Г) ўїз (g) WPA IN 
图 2-~15” 几 种 常用 的 给 水 阀门 


6) 水 龙头 
水 龙头 是 给 水 系统 中 最 常用 的 配水 附件 ， 如 图 2—16 所 示 。 


z E A 





图 2-16 几 种 常见 的 水 龙头 


室内 排水 系统 


1. 室内 排水 系统 的 分 类 

室内 排水 系统 按 所 接纳 污 、 废 水 的 性 质 不 同 ， 可 以 分 为 以 下 三 类 。 

1) 生活 污水 排水 系统 

(1) 粪便 污水 排水 系统 : 排除 大 、 小 便器 及 用 途 与 此 相似 的 卫生 设备 污水 的 管道 
系统 。 

(2) 生活 废水 排水 系统 : 排除 钵 洗 、 沐 浴 、 洗 涤 等 废水 的 管道 系统 。 

2) 工业 废水 排水 系统 

工业 废水 排水 系统 是 指 排除 生产 污水 或 生产 废水 的 管道 系统 。 
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3) 屋面 雨水 排水 系统 
屋面 雨水 排水 系统 是 指 排除 降落 在 屋面 的 雨 、 雪 水 的 管道 系统 。 
2. 室内 排水 系统 的 组 成 
室内 排水 系统 一 般 由 污 废水 收集 器 〈 卫 生 器 具 )、 排 水 管道 系统 〈 器 具 排 水 管 、 排 水 
支管 、 排 水 模 管 、 排 水 立 管 、 排 出 管 )、 通 气管 道 、 清 通 设备 (清扫 口 、 检 查 口 、 检 查 
井 )、 抽 升 设备 、 污 水 局 部 处 理 设备 等 部 分 组 成 ， 如 图 2-17 所 示 。 
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图 2-17 室内 排水 系统 组 成 
] 一 大 便器 ; ?一 洗脸 盆 ; 3 一 浴盆 ; 4 一 洗 活 盆 ; 5 一 地 漏 ， 6 一 横 支 管 ; 7 一 清扫 口 ; 8 一 立 管 ; 
9 一 检查 口 ; 10—45° 5; 11 一 排出 管 ; 12 一 检查 井 ; 13 一 通气 管 ; 14 一 通气 帽 
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3. 卫生 器 具 Га q [=] 
卫生 器 具 是 用 来 满足 日 常生 活 中 洗涤 等 卫生 要 求 ， 以 及 收集 、 排 0) у 
除 生 活 与 生产 污 、 废 水 的 设备 。 常 用 的 卫生 器 具 按 用 途 可 分 为 三 类 。 [ө] 








O RER WAKER, KEM, MER, MENE. гавна 
(2) M ЖИЛЕ. OKARA. MUM Ий. W 














器 、 妇 女 卫 生 盆 等 。 回国 
(3) 洗涤 用 卫生 器 具 : 包括 洗涤 盆 、 污 水 盆 、 化 验 贫 、 地 漏 等 。 š (ОЧ 
1 E 
o 
pil 7 
给 排水 工程 常用 管材 — 
1. 给 水 管道 常用 管材 okso] 


F) 
室内 生活 给 水 系统 常用 镀 锐 钢管、 塑料 管 (如 PP-R 管 、PE 管 等 ) 或 EHO y 
铜 管 、 铝 塑 复 合 管 等 ， 室 外 给 水 系统 常用 镀 锌 钢管 或 给 水 铸铁 管 : 生产 和 消 [ ү Я 
防 给 水 系统 一 般 采 用 钢管 或 铸铁 管 ! 生产 工艺 用 水 管道 一 般 采用 无 颖 钢管 。 。“[ 治 公安 装 】 
2. 排水 管道 常用 管材 
室内 排水 系统 常用 排水 铸铁 管 、 硬 质 聚 氮 乙 烯 塑 料 排水 管 (PVC 管 ); 室外 排水 系统 
常用 排水 铸 、 排 水 混凝土 管 、 陶 土管 等 
管道 常用 连接 方式 如 图 2 18 лк. 











HITR 
A. puk 


接口 、 铅 接口 、 
橡胶 圈 接 口 





图 2-18 管道 常用 连接 方式 








给 排水 工程 量 计算 Ditis 


| 
【山东 省 安装 工程 消耗 量 


: 定额 (第 十 册 ) (6-11 章 )】 


”县 ' 轧 员工 程 量 计算 及 消耗 量 定 额 应 用 





给 排水 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 第 十 册 。 该 册 定 
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额 适用 于 工业 与 民用 建筑 的 生活 用 给 排水 、 采 暖 、 空 调 水 、 燃 气 系统 中 的 管道 、 附 件 、 器 
有 具 及 附属 设备 等 安装 工程 。 

1. 给 排水 管道 安装 

1) 管道 界线 的 划分 

(1) 给 水 管道 。 

O 室内 外 界线 : 入 口 处 设 阀门 者 以 阀门 为 界 ， 无 阀门 者 以 建筑 物 外 墙 皮 1. 5m 为 界 。 

O 与 市 政 管 道 界线 以 水 表 井 为 界 ， 无 水 表 井 者 ， 以 与 市 政 管道 磁头 点 为 界 ， 如 图 2- 19 
所 示 。 

O 设 在 建筑 物 内 的 水 泵 房 〈 间 ) 管道 以 泵 房 〈 间 ) 外 墙 皮 为 界 。 
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图 2-19 给 水 管道 界线 划分 


(2) 排水 管道 
室内 外 以 出 户 第 一 个 排水 检查 井 为 界 、 
© 室外 管道 与 市 政 管道 界线 以 与 市 政 管道 碰头 井 为 界 ， 如 图 2- 20 所 示 。 
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i wl_ А 
室外 排 ы S а 与 室 


建筑 物 外 排水 系统 碰头 点 
图 2-20 排水 管道 界线 划分 


2) 工程 量 计算 规则 

给 排水 各 类 管道 安装 工程 量 ， 区 分 室内 外 、 材 质 、 连 接 形式 、 规 格 分 别 列 项 ， 按 设计 
管道 中 心 线 长 度 ， 以 “10m” 为 计量 单位 ,不 扣除 阀门 、 管 件 、 附 件 (包括 器 具 组 成 ) 及 
井 类 所 占 长 度 。 定 额 中 铜 管 、 塑 料 管 、 复 合 管 〈 除 钢 塑 复合 管 外 ) 按 公称 外 径 表示 ， 其 他 
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管道 均 按 公 称 直径 表示 。 公 称 直径 与 公称 外 径 对 照 表 见 表 2 -1。 
表 2-1 塑料 管 、 复 合 管 、 铀 管 公称 直径 与 公称 外 径 对 照 表 





















































公称 外 径 dn (тт) 
公称 直径 DN (mm) 
塑料 管 、 复 合 管 = Е 
15 20 18 
20 25 22 
25 32 28 
32 10 35 
10 50 12 
50 63 54 
65 75 76 
80 90 89 
100 10 108 
125 125 = 
150 160 一 
200 200 一 
250 250 一 
300 315 
100 400 一 








ФИ 知识 能 接 一 关于 管道 长 席 工程 是 的 计 取 方法 


(1) 水 平 管道 在 平面 图 上 获得 ,尽量 采用 图 上 标注 的 对 应 尺寸 计算 ， 如 果 图 纸 是 按照 
比例 绘制 的 ， 可 用 比例 尺 在 图 上 按 管 线 实际 位 置 直接 量 取 。 

(2) 垂直 尺寸 一 般 在 系统 图 上 获得 ， 一 般 为 “ 止 点 标高 一 起 点 标高 ”。 

在 给 排水 工程 图 中 ， 给 水 管道 一 般 标注 管 中 心 线 标高 (图 中 标高 符号 为 )， 排 水 管 
道 一 般 标 注 管 底 标高 (图 中 标高 符号 为 号 )。 当 图 示 标 高 为 管 底 标高 时 ， 应 换算 为 管 中 心 
标高 ， 排 水 管道 因 按 一 定 的 坡度 救 设 ， 所 以 其 两 端的 标高 不 同 ， 应 按 平均 后 的 管 中 心 标高 
计算 (小 于 DN50 的 管 径 可 以 忽略 不 计 ) 。 


3) 定额 应 用 说 明 

(1) 管道 的 适用 范围 。 

O 给 水 管道 适用 于 生活 饮用 水 、 热 水 、 中 水 及 压力 排水 等 管道 的 安装 。 

© 塑料 管 安装 适用 于 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE、PB 管 等 塑料 管 安 装 。 

O 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 项 目 也 适用 于 焊接 钢管 的 螺纹 连接 。 

@ 钢 塑 复合 管 安装 适用 于 内 涂 塑 、 内 外 涂 塑 、 内 衬 塑 、 外 覆 塑 内 衬 塑 复合 管道 安装 。 

© 钢管 沟 槽 连接 适用 于 镀 匀 钢管、 焊接 钢 管 及 无 缝 钢管 等 沟 槽 连接 的 管道 安装 。 不 
锈 钢管 、 铜 管 、 复 合 管 的 沟 槽 连接 ， 可 参照 执行 。 
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(2) 管道 安装 项 目 中 ， 均 包括 相应 管件 安装 、 水 压 试验 及 水 冲洗 工作 内 容 。 各 种 管件 
数量 系 综合 取 定 。 执 行 定额 时 ,成 品 管件 数量 可 依据 设计 文件 及 施工 方案 或 参照 本 册 定 额 
附录 “管道 管件 数量 取 定 表 ” 计 算 , 定额 中 其 他 消耗 量 均 不 做 调整 。 本 册 定 额 管件 含量 中 
不 含 与 螺纹 阀门 配套 的 活 接 、 对 丝 ， 其 用 量 含 在 螺纹 阀门 安装 项 目 中 。 

O 钢管 焊接 安装 项 目 中 均 综 合 考虑 了 成 品 管件 和 现场 焊 制 弯 管 、 摔 制 大 小 头 、 挖 眼 


(4) 管道 安装 项 目 中 ， 除 室内 直 埋 塑料 给 水 管 项 目 中 已 包括 管 卡 安装 外 ， 均 不 包括 管 

道 支架 、 管 卡 、 托 多 等 制作 安装 ， 以 及 管道 穿 增 、 楼 板 套 管制 作 安装 、 预 留 孔 洞 、 堵 洞 、 

a 打 洞 、 当 槽 等 工作 内 容 ， 发 生 时 ， 应 按 本 册 第 十 一 章 相 应 项 目 另行 计算 。 

(5) 管道 安装 定额 中 ， 包 括 水 压 试验 及 水 冲洗 内 容 ， 管 道 的 消毒 冲洗 

КЕП 应 按 术 册 定 额 第 十 一 章 相应 项 目 另行 计算 。 如 图 2-21 R HE D Ж 

[крш 管道 包括 灌水 《 闭 水 及 通 球 试验 工作 内 容 ; 排水 管道 不 包括 止 水 环 、 适 
通 球 试验 】 ” 气 帆 本 体 材料 ， 发 生 时 按 实际 数量 另 计 材 料 绵 、 











(a) 管道 试 压 已 包含 在 室内 管道 (b) 排水 管道 从 包括 止 水 环 、 透 气 幅 本 体 材 料 ， 
安装 项 发 生 时 按 实际 数量 另 计 材料 费 


图 2-21 关于 给 水 管道 压力 试验 及 排水 管道 止 水 环 、 透 气 帽 本 体 材料 的 计算 规则 


(6) 室内 柔性 铸铁 排水 管 (机械 接口 ， 按 带 法 兰 承 口 的 承 插 式 管材 考虑 。 

(7) 雨水 管 系统 中 的 雨水 斗 安装 执行 本 册 第 六 章 相 应 项 目 。 

(8) 塑料 管 热 熔 连 接 公 称 外 径 DN125 及 以 上 管 径 按 热 熔 对 接连 接 考虑 。 

(9) 室内 直 埋 塑料 管道 是 指数 设 于 室内 地 坪 下 或 墙 内 的 塑料 给 水 管 段 ， 包 括 充 压 隐 
项 、 水 压 试验 、 水 冲洗 以 及 地 面 画 线 标示 等 工作 内 容 。 

(10) 安装 带 保温 层 的 管道 时 ， 可 执行 相应 材质 及 连接 形式 的 管道 安装 项 目 ， 其 人 工 
乘 以 系数 1.10; 管道 接头 保温 执行 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》， 其 人 工 、 
机 械 乘 以 系数 2. 0， 材 料 消耗 量 乘 以 系数 1. 2。 

(11) 室外 管道 碰头 项 目 适用 于 新 建 管道 与 已 有 水 源 管道 的 碰头 连接 ， 如 已 有 水 源 管 
道 已 做 预 留 接口 则 不 执行 相应 安装 项 目 。 

2. 卫生 器 具 安装 

1) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 各 种 卫生 器 具 安 装 工程 量 均 按 设计 图 示 数 量 计算 . 以 “10 组 ”或 “10 套 ” 为 计 
量 单位 。 

(2) 室内 给 排水 管道 与 卫生 器 具 连 接 的 分 界线 。 

O 给 水 管道 工程 量 计 算 至 卫生 器 具 ( 含 附件 ) 前 与 管道 系统 连接 的 第 一 个 连接 件 
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AR =m. ©К, JK) IE. 
© 排水 管道 工程 量 自卫 生 器 具 出 口 处 的 地 面 或 墙 面 的 设计 尺寸 算 起 ， 与 地 漏 连 接 的 
排水 管道 自 地 面 设 计 尺寸 算 起 ,不 扣除 地 漏 所 占 长 度 。 
常用 卫生 器 具 安 装 工程 量 计算 规则 见 表 2 - 2。 


表 2-2 常用 卫生 器 具 安装 工程 量 计算 规则 



































计算 = £ = 
器 具名 称 单位 计算 范围 计算 图 示 





计算 起 点 以 给 水 〈 冷 、 
热 ) 水 平 管 与 支管 交接 处 
起 ， 止 点 为 排水 管 至 存 水 
# (HO 交接 处 


浴盆 安装 10 组 

















按摩 浴盆 。 |10 组 
计算 起 点 以 给 水 ( 冷 、 p100 存 水 柜 | 
aame | | 热 ) 水 平 管 与 支管 交接 处 
安装 ”| 起 ， 止 点 为 排水 管 至 存 水 WS 
# Өн) 交接 处 











壁挂 式 
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( 续 ) 
计算 > шк 
anan | 计算 范围 计算 图 示 
完成 墙 面 
z 给 水 管道 与 卫生 器 具 
22 连接 的 分 界线 
Q 
计算 起 点 以 给 水 〈 冷 、 A 
MO 水 平 管 与 支管 交接 处 
еш. [жу 
Е | 起 ， 止 点 为 排水 管 至 存 水 = 
ар О) 交接 处 3 
排水 管道 与 卫生 器 具 
连接 的 分 界线 
完成 地 面 | 
HW nD k O. 
та MO 水 平 管 与 支管 交接 下 
HEARR | 10 组 | 起 ， 止 点 为 排水 管 盈 存 水 
пр CHO 交接 处 
us. ‚| “计算 范围 为 给 水 〈 冷 、 
жие По | 热 ) 水 平 管 与 支管 交接 处 
жер |ж 
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( 续 ) 
器 具名 称 计算 范围 计算 图 示 
完成 墙 面 
< fioo 
给 水 管道 与 卫生 器 具 
连接 的 分 界线 
蹲 式 大 便器 计算 起 点 以 给 水 水 平 管 Шы ЕИ 
安装 10 £ | 与 支管 交接 处 起 ， 止 点 为 完成 地 面 
(手动 开关 ) 排水 管 至 存 水 弯 交 接 处 = 
ZATA 
HRE 
C20 细 石 混凝土 
排水 管道 与 卫生 器 具 
连接 的 分 界线 
FE 
350 
蹲 式 大 便器 计算 起 点 以 给 水 水 平 管 
安装 10 套 | 与 支管 交接 处 起 ， 止 点 为 
(高 水 箱 式 ) 排水 管 至 存 水 弯 交 接 处 
计算 起 点 以 给 水 水 平 管 
坐 式 08 与 支管 交接 处 起 ， 止 点 为 
大 便器 排水 管 出 水 口 处 (未 包括 








任何 管道 ) 
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( 续 ) 
计算 i E y же 
器 具名 称 单位 计算 范围 计算 图 示 
кына. 计算 起 点 以 给 水 水 平 管 
i 10 套 | 与 支管 交接 处 起 ， 止 点 为 
排水 管 至 存 水 弯 交接 处 
计算 起 点 以 给 水 水 平 管 
г 6 10 套 Уеа ЛЕД 
Е ЕЕ 
№5 
小 便 档 冲洗 管 DN15 多 孔 冲 洗 管 
10m š 
制作 、 安 装 MEMS 
š 
єй 
i 
成 品 拖 布 地“ | 10 套 
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( 续 ) 
计算 、 B ў Е 
器 具名 称 ан 计算 范围 计算 图 示 
KAE, ЛМ 
自动 冲洗 水 箱 | 10 套 
安装 
Z, 
4 
I инна 
水 龙头 10 个 ША ЗЇ? 
排水 栓 10 组 
Mb iW 10 + 
地 面 清扫 口 10 














2) 定额 应 用 说 明 

(1) 各 类 卫生 器 具 安装 项 目 除 另 有 标注 外 ， 均 适用 于 各 种 材质 。 

(2) 各 类 卫生 器 具 安装 项 目 包 括 卫生 器 具 本 体 、 配 套 附件 、 成 品 支 托 架 安装 。 各 类 卫 
生 器 具 配 套 附 件 是 指 给 水 附件 〈 水 嘴 、 金 属 软 管 、 阀 门 、 冲 洗 管 、 喷 头等 ) 和 排水 附件 
(下 水 口 、 排 水 栓 、 存 水 弯 、 与 地 面 或 墙 面 排 水 口 间 的 排水 连接 管 等) 。 

(3) 各 类 卫生 器 具 所 用 附件 已 列 出 消耗 量 ， 如 随 设备 或 器 具 配套 供应 时 ， 其 消耗 量 不 
得 重复 计算 。 各 类 卫生 器 具 支 托 架 如 现场 制作 时 ， 执 行 本 册 定 额 第 十 一 章 相 应 项 目 。 

(4) 浴盆 冷 热 水 带 喷头 若 采 用 埋 和 人 式 安装 时 ,混合 水 管 及 管件 消耗 量 应 另行 计算 。 按 
摩 浴 盆 包 括 配套 小 型 循环 设备 ER, KE, RER, ARG) 安装 ,其 循环 管 路 材 
料 、 配 件 等 均 按 成 套 供 货 考虑 。 浴 盆 底 部 所 需要 填充 的 干 砂 材料 消耗 量 另 行 计算 。 

(5) 液压 脚 踏 卫生 器 具 安 装 执行 本 册 相 应 定额 ， 人 工 乘 以 系数 1. 3， 液 压 脚 踏 装置 材 
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料 消耗 量 另行 计算 。 如 水 嘴 、 喷 头等 配件 随 液压 阀 及 控制 器 成 套 供应 时 ， 应 扣除 定额 中 的 
相应 材料 ， 不 得 重复 计 取 。 卫 生 器 具 所 用 液压 脚 踏 装置 包括 配套 的 控制 器 、 液 压 脚 踏 开关 
及 其 液压 连接 软 管 等 配套 附件 。 

(6) 大 、 小 便器 冲洗 C) 管 均 按 成 品 考 虑 。 大 便器 安装 已 包括 了 和 柔性 连接 头 或 胶 
Ей. 

(7) 大 、 小 便 槽 自动 冲洗 水 箱 安装 中 ,已 包括 水 箱 和 冲洗 管 的 成 品 支 托 架 、 管 卡 安 
R. 水箱 支 托 架 及 管 卡 的 制作 及 刷 漆 ， 应 按 相应 定额 项 目 另 行 计算 。 

(8) 铸铁 地 漏 按 法 兰 压 盖 承 插 连接 ,塑料 地 漏 按 粘 接 考 虑 。 

(9) 与 卫生 器 具 配套 的 电气 安装 ， 应 执行 本 定额 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》 相 应 
项 目 。 

(10) 各 类 卫生 器 具 的 混凝土 或 砖 基础 、 周 边 砌 砖 、 瓷 砖 粘贴 ， 蹲 式 大 便器 蹲 台 砌 筑 ， 
台式 洗脸 盆 的 台面 、 浴 而 配件 安装 ， 应 执行 建筑 工程 相应 定额 项 目 : 

aD 本 章 所 有 项 上 日 安装 不 包括 预 留 、 堵 孔洞 ， 发 生 时 执行 本 册 定 额 第 十 一 章 相应 项 目 。 

з. 阀门 、 法 兰 安装 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 各 种 阀门 均 按照 不 同 连接 方式 、 公 称 直径 ;以 “个 ”为 计量 单位 。 

(2) 法 兰 均 区 分 不 同 公称 直径 。 以 “ 副 *% 为 计量 单位 。 承 持 盘 法 兰 短 管 按 照 不 同 连 接 
方式 、 公 称 直径 ， 以 “ 副 ” 为 计量 单位 3 

2) 定额 应 用 说 明 

(1) 阀门 安装 均 综合 考虑 了 标准 规范 要 求 的 强度 及 严密 性 试验 工作 内 容 。 若 采用 气压 
试验 时 ， 除 定额 人 工 外 ， 其 他 相关 消耗 量 可 进行 调整 3 

(2) 安全 阀 安装 后 进行 压力 调整 的 ， 其 人 王 乘 以 系数 2.0。 螺 纹 三 通 阀 安 装 按 螺纹 阀 
门 安装 项 目 乘 以 系数 1. з 

(3) 对 夹 式 蝶阀 安装 已 含 双 头 螺栓 用 量 " 在 套用 与 其 连接 的 法 兰 安装 项 目 时 ， 应 将 法 
兰 安装 项 目 中 的 螺栓 用 量 扣 除 。 浮 球阀 安装 已 包括 了 连 杆 及 浮 球 的 安装 。 

(4) 与 螺纹 阀门 配套 的 连接 件 ， 如 设计 与 定额 中 材质 不 同时 ， 可 按 设计 进行 调整 。 

(5) 法 兰 阀门 、 法 兰 式 附 件 安装 项 目 均 不 包括 法 兰 安装 ， 应 另行 套用 相应 法 兰 安装 























项 目 。 
(6) 每 副 法 兰 和 法 兰 式 附件 安装 项 目 中 , 均 包括 一 个 垫 片 和 一 副 法 兰 螺栓 的 材料 用 
量 。 各 种 法 兰 连接 用 垫 片 均 按 石棉 橡胶 板 考虑 ， 如 工程 要 求 采 用 其 他 材质 ， 可 按 实 
调整 。 

4. 水 表 组 成 与 安装 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 各 种 普通 水 表 、IC 卡 预 付费 水 表 安 装 ， 均 按照 不 同 连 接 方式 、 公 称 直 径 ， 以 
“个 ”为 计量 单位 。 

(2) 水 表 组 成 安装 ， 按 照 不 同 的 连接 方式 、 公 称 直径 。 以 “组 ”为 计量 单位 。 

) 定额 应 用 说 明 

(1) 普通 水 表 、IC 卡 预 付费 水 表 安 装 不 包括 水 表 前 的 阀门 安装 。 水 表 安装 定额 是 按 
与 钢管 连接 编制 的 ， 若 与 塑料 管 连接 时 其 人 工 乘 以 系数 0.6. 材料 、 机 械 消耗 量 可 按 实 
调整 。 





项 目 2 0918 


(2) 水 表 组 成 安装 是 依据 《国家 建筑 标准 设计 图 集 》 (055502) 编制 的 。 法 兰 水 表 
( 带 旁 通 管 ) 组 成 安装 中 三 通 、 弯 头 均 按 成 品 管件 考虑 。 

5. 给 排水 常用 设备 

包括 生活 给 排水 系统 中 的 变频 给 水 设备 、 稳 压 给 水 设备 、 无 负 压 给 水 设备 、 气 压 饶 、 
太阳 能 集 热 装置 、 水 处 理 器 、 水 箱 自 洁 器 、 水 质 净化 器 、 紫 外 线 杀菌 设备 、 热 水 器 、 开 水 
炉 、 消 毒 器 、 消 毒 锅 、 直 饮水 设备 、 水 箱 制作 安装 等 项 目 。 

1) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 各 种 设备 安装 项 目 除 另 有 说 明 外 ， 按 设计 图 示 规 格 、 型 号 、 质 量 ， 均 以 “ 台 ” 为 
计量 单位 。 

(2) 给 水 设备 按 同 一 底座 设备 重量 列 项 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

(3) 太阳 能 集 热 装置 区 分 平板 、 玻 璃 真空 管 形式 ， 以 “m?” 为 计量 单位 。 

(4) 水 箱 自 洁 器 分 外 置式 、 内 置式 ， 电 热水器 分 挂 式 、 立 式 安 装 ， 以 “ 台 ” 为 计量 
单位 。 

O 水 箱 安装 项 目 按 水 箱 设计 容量 ， 以“ 台 ”为 计量 单位 ;钢板 水 箱 制作 分 圆 形 、 矩 
形 ， 按 水 箱 设计 容量 ， 以 箱 体 金 属 质量 “100kg” 为 计量 单位 。 

2) 定额 应 用 说 明 

A) 水 箱 属于 小 型 容器 制作 安装 项 目 , 害 额 分 列 了 和 矩 形 和 圆 形 钢板 水 箱 制 作 、 和 矩 形 和 
圆 形 钢板 水 箱 安装 、 大 小 便 槽 冲洗 水 箱 制 作 等 项 目 。 

(2) 各 种 水 箱 制作 定额 中 已 包括 水 箱 的 给 水 、 出 水 、 排 污 、 溢 流 等 连接 短 管 的 制作 及 
焊接 ， 其 材料 〈 包 括 法 兰 件 )- 应 按 设 计 的 种 类 、 规 格 、 数 量 计 入 主 材 用 量 。 水 箱 制作 定额 
中 未 包括 支架 制作 安装 ,小 容量 水 箱 的 型 钢 支 架 可 使 用 本 册 定 突 第 一 章 管 道 支架 项 目 ， 混 
凝 土 或 传 潜 支 座 则 应 按 建 筑 工程 消耗 量 定 额 相应 项 目 计算 。 

(3) 钢板 水 箱 制作 定额 中 已 将 箱 体内 除 锈 刷 底 漆 〈 防 锈 漆 二 道 ) 综合 在 内 ; 其 面 漆 或 
保温 绝热 按 设计 要 求 男 计 。 大 、 小 便 冲 洗 水 箱 制 作 定额 中 已 包括 底 漆 与 面 漆 (各 二 道 )。 

6. 支架 及 其 他 

包括 管道 支架 、 设 备 支架 和 各 种 套 管制 作 安装 ， 管 道 水 压 试验 ， 管 道 消毒 、 冲 洗 ， 成 
品 表 箱 安装 ， 剔 堵 槽 、 沟 ， 机 械 钻 孔 ， 预 留 孔 洞 ， 堵 洞 等 项 目 。 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 管道 、 设 备 支架 制作 安装 按 设计 图 示 单 件 质 量 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

(2) 成 品 管 卡 、 阻 火 圈 、 成 品 防火 套 管 安装 ， 按 工作 介质 管道 直径 ， 区 分 不 同 规格 以 
“个 ”为 计量 单位 。 

D 知识 链接 -一 阻 火 因 
ЕХЕ (82-22) 是 由 金属 材料 制作 外 这， 内 填充 阻 燃 膨胀 芯 材 ， 套 在 硬 聚 氮 乙 类 


管道 外 壁 ， 固 定 在 楼 板 或 墙 体 部 位 。 火 灾 发 生 时 ， 芯 材 受 热 迅速 膨胀 ， 挤 压 UPVC 管道 ， 
在 较 短 时 间 内 封 堵 管 道 穿 洞口 ， 阻 止 火势 沿 洞口 蔓延 。 


O 管道 保护 管制 作 与 安装 ， 分 为 钢 制 和 塑料 两 种 材质 ， 区 分 不 同 规格 ， 按 设计 图 示 
管道 中 心 线 长 度 以 “10m” 为 计量 单位 。 
(4) 预 留 孔洞 、 堵 洞 项 目 ， 按 工作 介质 管道 直径 ， 分 规格 以 “10 个 ”为 计量 单位 。 
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(a) 立 管 阻 火 圈 (b) 横 管 阻 火 圈 (с) HK 


图 2-22 EH EH 


(5) 管道 水 压 试验 、 消 毒 冲洗 按 设 计 图 示 管 道 长 度 ， 分 规格 以 “100m” 为 计量 单位 。 

(6) 一 般 穿 墙 套 管 、 柔 性 、 刚 性 套 管 ， 按 工作 介质 管道 的 公称 直径 ， 分 规格 以 “个 ” 
为 计量 单位 。 

(7) 成 品 表 箱 安装 按 箱 体 半 周 长 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(8) 机 械 钻 孔 项 目 ， 区 分 混凝土 楼 板 钻 孔 及 混凝土 墙 体 钻 孔 ， 按 钻 孔 直径 以 “10 个 ” 





为 计量 单位 。 
(9) ЭЖ GD) 项 目 ， 区 分 砖 结构 及 混凝土 结构 ， 按 截面 尺寸 以 “10m” 为 计量 
单位 。 sN 


2) 定额 应 用 说 明 
(1) 管道 支架 制作 安装 项 目 ， 适 用 于 室内 外 管道 的 管 架 制作 与 安装 ， 成 品 管 卡 安装 项 
E. 适用 于 与 各 类 管道 配套 的 立 、 支 管 成 品 管 卡 的 安装 , -如 图 2-23 所 示 。 如 单 件 质量 大 
于 100kg 时 ， 应 执行 本 章 设 备 支架 制作 安装 相应 项 目 。 





> 





(a) 沿 增 安 装 的 单 管 托 架 (b) 单 管 立 式 支架 (c) 钢管 成 品 管 卡 





| 


(д) 塑料 管 成 品 管 卡 人) 室外 管道 支架 
图 2-23 管道 支架 


管道 分 材质 、 安 装 位 置 选用 不 同 支架 、 管 卡 可 依据 设计 文件 及 施工 方案 ,其 中 成 品 管 
卡 参照 表 2- 3 计算 。 


表 2-3 成 品 管 卡 用 量 参考 表 


项 目 2 








单位 : 个 /10m 





















































给 水 、 采 暖 、 空 调 水 管道 排水 管道 
序 | 公称 直径 钢管 铜 管 不 锈 钢管 塑料 管 及 复合 管 塑料 管 
号 | (mm 以 内 ) 水 平 管 
保温 管 | 不 保温 管 | 垂直 管 | 水 平 管 | 垂直 管 | 水 平 管 | 立 管 立 管 | 横 管 
冷水 管 | 热 水 管 
1 15 5.00 4.00 5.56 8.33 6.67 10 11.11| 16.67 | 33.33 == Б 
2 20 4.00 3.33 4.17 | 5.56 | 5.00 | 6.67 |10.00| 14.29 | 28 57 | 一 = 
3 25 4.00 2.86 4.17 | 5.56 | 5.00 | 6.67 |9. 09 | 12.5 | 25.00 | 一 = 
1 32 4. 00 2. 50 3.33 | 4.17 | 4.00 | 5.00 |7.69 | 1411 | 20.00 | 一 = 
5 10 3. 33 2.22 3.33 1.17 1.00 5.00% | 6.25 | 10. 00 | 16. 67 | 8. 33 | 25. 00 
6 50 3. 33 2.00 3.33 1.17 3. 33 1.09, | 5. 56 | 9. 09 | 14. 29 | 5. 33 | 20. 00 
ГА 65 2.50 1. 67 2. 86 3. 33 3.33 4.00 |5.00 | 8.33 | 12.50 | 6.67 | 13.33 
8 80 2.50 1.67 2.86 2,86 3.33 7.41 =i 5.38 | 11.11 
9 100 2.22 1.54 2. 86, 3.33 | 2.85 3.33 41517 | 6. 45 == 5.00 | 9.09 
10 125 1.67 1.43 286°] 3.33 | 2.86 | 3:33 = = = 5.00 | 7. 69 
11 150 1925 2.50 | 2.86 | 2.50^| 286 | 一 = => 5.00 | 6. 25 









































沿 墙 安装 的 单 管 水 平 托 架 ， 其 构造 如 图 2= 24 所 示 ， 托 架 规格 及 质量 参见 表 2 -4。 


膨胀 螺栓 
M10X85( 两 个 ) 4 


ГД 
|Z: 








图 2-24 沿 墙 安装 的 单 管 托 架构 造 图 
1 一 槽 钢 〈 角 钢 ) 支架 ; 2 一 圆 钢 管 卡 ; 3 一 螺母 ， 4 一 垫圈 
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表 2-4 沿 墙 安装 的 单 管 托 架 规格 及 质量 



































































































































支撑 角钢 AREE 螺母 垫圈 

公称 单个 支架 
dE ed БЕЛЕК 
>| DN m e es =| @=@+@+@ 

0] ооо © оо е 
保温 | 1.5 | L40x4 | 370 | 0.9 0.98 

1| 35 8 152 | 0.06 | М8 |0. 02 
不 保温 | 1.5 | [ 40х4 | 330 | 0.8 0. 88 
保温 | 1.5 | L40X4 370 | 0.9 0.98 

2| 20 8 160 |0.06| M8 |0.02 
不 保温 | <3 | LL40x4 | 340 | 0.82 0.9 
保温 | 1.5 | LL40x4 | зто | о.м 1.03 

3| 25 8 181 |0.07] М8 №0. 02 
不 保温 | <3 | LL40x4 | 350 | 0.85 0. 94 
保温 | 1.5 | LL40x4 | 390 | 0.94 1.04 

4| 32 8 | 265 o:o8 | Ms [0.02 
不 保温 | <з | L40x4 | 360 | 0.87 0.97 
保温 | <3 | LL40x4 | 400 | o.97 1.08 

5 | 40 8, | 224 |0.09| M8 [0.02 
不 保温 | <3 | | 40х4 | 370 |/0,9 1.01 
保温 | <3 | L40x4 |. qo 90.59 1.11 

6 50 8 253 0.1 | M8 | 0.02 
不 保温 | <з | лоха, 380] 0.92 1.04 
保温 | <3 | лоха | 430 | 1.04 1.26 

7| 70 10, 301" | 0.19 | M10 | 0.03 
保温 | <6 | L.40%4 400 | 0.97 1.19 
保温 | <s =L 40х4 | 450 | 4:09 1.38 

8 | 80 10 | 342 |o.21| Mlo | 0.03 
FREN <6 | L40x4 | 430 | 104 1.28 
保温 | <3 | LL50x5 480 | 1.81 2.09 

9 | 100 10 | 403 |0.25 | Mlo | 0.03 
不 保温 | <6 | LL50x5 | 450 | 1.7 .98 
保温 | <3 | L50x5 | 510 | 1.92 2.38 

10| 125 12 | 477 |0.42 | M12 | 0.04 
不 保温 | <6 | Lsoxs | 490 | 1.85 2.31 

(2) 管道 支架 采用 木 垫 式 、 弹 簧 式 管 架 时 ， 均 执行 本 章 管道 支架 安装 项 目 ， 支 架 中 的 
йй лейт, ИОК, ЖАЛЕП ЕЛДИ МУТ Л. е ТШ. 其 材料 数量 按 实 计 入。 

(з) 管道 、 设 备 支架 的 除 锈 、 刷 油 ， 执 行 本 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 
程 》 相 应 项 目 。 

(4) 刚性 防水 套 管 和 柔性 防水 套 管 安装 项 目 中 ,包括 了 配合 预 留 孔洞 及 浇筑 混凝土 的 
工作 内 容 。 一 般 套 管制 作 安装 项 目 ， 均 未 包括 预 留 孔洞 工作 ， 发 生 时 按 本 章 所 列 预 留 孔洞 
项 目 另行 计算 。 套 管制 作 安装 项 目 已 包含 堵 洞 工作 内 容 。 本 章 所 列 堵 洞 项 目 ， 适 用 于 管道 
在 穿 墙 、 楼 板 不 安装 套 管 时 的 洞口 封 堵 。 套 管内 填料 按 油 麻 编 制 ， 如 与 设计 不 符 时 ， 可 按 





工程 要 求 调整 换算 填料 。 穿 墙 套 管 如 图 2- 25 所 示 。 
(5) 保温 管道 穿 墙 、 板 采用 套 管 时 。 按 保温 层 外 径 规格 执行 套 管 相应 项 目 。 
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(a) 刚性 防水 套 管 穿 基础 外 墙 (b) 一 般 套 管 穿 楼 板 
2-25 FREF 


O 管道 保护 管 是 指 在 管道 系统 中 ,为 避免 外 力 (荷载 ”直接 作用 在 介质 管道 外 壁 
上 ， 造 成 介质 管道 受 损 而 影响 正常 使 用 ， 在 介质 管道 外 部 设置 的 保护 性 管 段 。 

(7) 水 压 试 验 项 目 仅 适用 于 因 工程 需要 而 发 生 且 非 正 常情 况 的 管道 水 压 试 验 。 管道 安 
装 定额 中 已 经 包括 了 规范 要 求 的 水 压 试验 ， 不 得 重复 计算 。 

(8) 因 工 程 需要 再 次 发 生 管道 冲洗 时 ,执行 本 章 消毒 冲洗 定额 项 目 ， 同 时 扣 减 定额 中 
漂白 粉 消耗 其 ,其 他 消耗 基 秉 以 系数 0.6 

(9) 成 品 表 箱 安装 适用 于 水 表 、 热 量 表 、 燃 气 表 箱 的 安装 。 

(10) 机 械 钻 孔 项 目 是 按 混凝土 墙 体 及 混凝土 楼 板 考 虑 的 ; 厚度 系 综合 取 定 。 如 实际 
墙 体 厚度 超过 300mm， 楼板 厚度 超过 220mm BJ. ; 按 相 应 项 目 乘 以 系数 1.2。 砖 墙 及 砌 体 
墙 钻 孔 按 机 械 钻 孔 项 目 乘 以 系数 0. 4。 

7. 使 用 给 排水 工程 定额 的 注意 事项 

D 定额 不 包括 的 内 容 

(1) 工业 管道 、 生 产生 活 共 用 的 管道 ， 锅 炉 房 、 泵 房 、 泵 站 类 管道 ， 以 及 建筑 物 内 加 
压 泵 房 、 空 调制 冷 机 房 、 消 防 泵 房 的 管道 ， 管 道 焊 缝 热处理 、 无 损 探伤 ， 医 疗 气体 管道 执 
行 本 定额 第 八 册 《 工 业 管道 工程 》 相 应 项 目 。 

(2) 本 册 定 额 未 包括 的 采暖 、 给 排水 设备 安装 执行 本 定额 第 一 册 《 机 械 设备 安装 工 
ж), 第 三 册 《 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 》 等 相应 项 目 。 

(3) 给 排水 、 采 暖 设备 、 器 具 等 电气 检查 、 接 线 工作 ,执行 本 定额 第 四 册 《 电 气 设备 
安装 工程 》 相 应 项 目 。 

(4) 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 执行 本 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 相 应 























项 目 














(5) 本 册 定 额 凡 涉 及 管 沟 、 工 作 坑 及 井 类 的 土方 开 挖 、 回 填 、 运 输 、 垫 层 、 基 础 、 砌 
筑 、 地 沟 盖 板 预制 安装 、 路 面 开 控 及 修复 、 管 道 混凝土 支 墩 的 项 目 ， 以 及 混凝土 管道 、 水 
泥 管 道 安装 执行 相关 定额 项 目 ， 如 图 2- 26 所 示 。 

2) 可 按 系数 分 别 计 取 的 费 
(1) 脚手架 搭 拆 费 ， 按 定额 人 工 费 的 5% 计 算 . 其 费用 中 人 工 费 占 35%。 单 独 承担 的 


室外 埋 地 管道 工程 ,不计 取 该 费用 。 
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图 2-26 执行 相关 定额 项 目 计算 室内 外 管 沟 、 土 方 、 井 类 砌 筑 等 工程 量 


(2) 建筑 物 超 高 增加 费 : 在 建筑 物 层 数 大 于 6 层 或 建筑 物 高 度 大 于 20m 以 上 的 工业 与 
民用 建筑 上 进行 安装 时 ， 按 表 2- 5 计算 建筑 物 超 高 增加 的 费用 ， 其 费用 中 人 工 费 占 65%. 


表 2-5 建筑 物 超 高 增加 费 系 数 表 












































建筑 物 高 度 (m) <40 | <60 | <80 | <100 | <120/|-<140 | <160 | <180 | <200 
建筑 层 数 ( 层 ) <12 | <18 | <24 | <30 | <36 | <42 | <48 | <54 <60 
按 人 工 费 的 百分比 (%) 6 10 14 21 31 10 19 58 68 





























G) 操作 高 度 增 加 费 : 本 册 定 额 操作 物 高 度 是 按 距 楼 面 或 地 面 3. 6m 考虑 的 ， 当 操作 
物 高 度 超 过 З. бт 时 ， 超 过 部 分 的 工程 量 其 定额 人 工 、 机 械 乘 以 表 2- 6 的 系数 。 
表 2-6。 操作 高 度 增加 费 系 数 表 
操作 物 高 度 (m) X10 530 <50 
系数 本 122 1:5 





(4) 在 已 封闭 的 管道 间 〈 井 )、 地 沟 寺 吊顶 内 安装 的 项 目 ， 人工、 机 械 乘 以 系数 1. 20, 
”县 县 出 工程 量 计算 任务 实施 


下 面 我 们 就 对 本 项 目 工作 任务 图 纸 中 的 某 学 校 办 公 楼 给 排水 工程 进行 工程 量 计 算 ， 见 











3 2-7, 
#2-7 工程 量 计算 书 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 给 排水 工程 第 页 共 页 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
地 下 管道 8. 80m 
_ Т. Зов БО +0. 37( 外 墙 厚 ) 十 0.15( 内 墙 
给 水 PP-R 管 dn50 уен рЫ 
иин m | 11.60 | 皮 至 立 管 中 心 ) 十 [一 0.02 一 (一 0.8)]( 地 下 立 管 ) 十 (5 十 
И 1)( 地 下 水 平 部 分 ) 
地 上 管道 : 5. 8m (JL-2 地 上 立 管 ) 
И: 
1. Ж PP-R Ë dn50 m | 14.83 | 10.16/10X14.60=14.83(m) 
2. PP - R dn50 管件 个 | 10.83 7.42/10X14. 60=10. 83( 个 ) 

















项 目 2 20982316: 









































( 续 ) 
定额 编号 项 目 名称 单位 | 数量 计算 公式 
Pr 地 下 管道 : 0. 28m (]L- 1 地 下 立 管 ) 
ОЧ m | 9.48 | 地 上 管道 ,9.20m 
3.4(JL- 2 Jb ЕУ +5.8(Л,-1& ЕУ ) 
10=1=326 
主 材 : 
1. 给 水 PP-R 管 dn40 m | 9.63 10. 16/10Х9. 48=9. 63(m) 
2. PP-R 管 dn40 管件 А [8.41 8. 87/109. 48=8. 41( 个 ) 
给 水 PP-R 管 dn32 地 上 管道 ， 10. 20m 
( 热 熔 连接 ) 于 2 地 上 立 管 ) 十 3.4X2(JL-1 地 上 立 管 ) 
10-1-325 | 主 材 ， 
1. 给 水 PP-R 管 dn32 m | 10.36 10. 16/10.20.20= 10. 36(m) 
2. PP-R 管 dn32 管件 个 | 11.03 | 10, 81/040: 20=11. 0300) 
p 地 上 管道 : 7. 20m 
ти m | подо басра ЕВА ЖЛ +0. 800 
жыр Aarm 
10-1-324 
EH: 
1. 给 水 PP-R 管 dn25 m | 7.32 | 10.16/10247.20=7.32(m) 
2. PP-R $$ dn25 管件 个 | 8.82 12,25710x720=8. 82( 个 ) 
给 水 PP-R {ио мен ш | _ 
(83618) m |. 36.50 |. 27. 030—2 Ја k 3 8) 9 5(DJ2 М ТОК F 
管 ) 十 1. 2X4( 一 至 四 层 耐 所 垂直 管 ) 
10-1-323 
E 
1. 给 水 PP-R 管 dn20 m | 37.08 | 10.16/10X36.5 
2. PP-R 管 dn20 管件 个 | 55.48 | 15.20/10X36.5 
地 下 管道 ，11. 10m 
W-1: 3.0( 墙 外 皮 室外 检查 井 ) 十 0. 37( 外 雯 厚 ) 十 
0. 3( 内 墙 皮 至 立 管 中 心 ) 十 0. 98( 地 下 立 管 ) 
排水 PVC 管 dn110 А W-2; 4.8( 墙 外 皮 室 外 检查 井 ) 十 0. 37( 外 墙 厚 ) 十 
Oh m | 3040 зора ETEO. 98( 地 下 立 管 ) 
地 上 管道 : 19. 60m 
10-1-367 WL-1: 9.8 (地 上 立 管 ) 
WL-2; 9.8 (地 上 立 管 ) 
H: 
1. 排水 PVC 管 dn110 m | 29.17 | 9.50/10X30.70=29.17(m) 
2. PVC 管 dn110 粘 接管 件 个 | 35.49 | 11.56/10X30.70=35.49( 个 ) 
3. dn110 塑料 止 水 环 сй 6 6( 个 ) ( 见 排水 系统 图 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名称 单位 | 数量 计算 公式 
地 下 管道 ， 8. 95m 
W-1: 3.0( 墙 外 皮 室外 检查 井 ) 十 0. 37( 外 墙 厚 ) 十 
3.0( 内 墙 皮 至 立 管 中 心 ) 十 0. 98( 地 下 立 管 ) 十 1. 6( 一 
" а К qk Ek k E) 
B a amts m |3711 | 地 上 管道 28.16m 
WL-1: (14. 3 一 9.78)( 透 气管 ) 十 1.6X 3( 二 至 四 
层 男 而 大 便器 排水 水 平 管 ) 
10-1-366 WL-2; (14. 3 一 9.78)( 透 气管 ) 
WL-3: [14.3 一 (一 0.02)]( 全 部 立 管 ) 
ҰМ: y 
1. 排水 PVC 管 dn75 m | 36.37 | 9.80/10X37 N=36.37(m) 
2. PVC апт 粘 接管 件 个 | 32.84 | 8, 85/1037. 11-32. 800) 
3. dn75 塑料 止 水 环 + 6 EAI ОНЕ ЖИН) 
4. dn75 塑料 透气 幅 ре 3 34 个 ) ( 见 排水 系统 图 ) 
地 下 管道 : 7. 20m 
WL-3: 1.7( 一 层 僵 洗 槽 排水 水 平 管 ) 十 0. 4X2( 一 
层 鼻 洗 楷 下 排水 竖 直 支管 ) 
WL-2; [(2.0+0.6)(—J 5 m JN ë W k k E 
管 ) 款 0D-4C 层 男 而 小 便 档 下 排水 些 直 支管 )] 十 [1.3 
(时 女 而 地 漏 排水 水 平 管 ) 十 0.4( 一 层 女 而 地 漏 下 
排水 PVC 管 an50 | 排水 竖 直 支 管 )] 
(н r PEAN жк, 21. som 
10-1-365 WL-3: 1.7X3(2 £ E MAA Hik K Y.) + 
0.4X2x3(— 3 J ЕН F Hk ЕН x 8 
WL-2: [(2. 0+0. 6) хз. WJZ 95 W/E B E 
水 水 平 管 ) 十 0.4X3( 二 至 四 层 男 而 小 便 槽 下 排水 竖 直 
支管 )] 十 [1.3X 3( 二 至 四 层 女 而 地 油 排 水 水 平 管 ) + 
0.4X3( 二 至 四 层 女 而 地 洼 下 排水 竖 直 支管 )] 
EH: 
1. 排水 PVC 管 dn50 m | 29.15 | 10.12/10X28.80=29.15(m) 
2. PVC 管 dn50 粘 接管 件 个 | 19.87 | 6.90/10X28.80=19.87( 个 ) 
瓷 高 水 箱 冲洗 蹲 式 大 便器 套 12 3 套 /每 层 X4 层 : 每 层 男 而 2 个 、 女 局 1 个 
и: 
1. 瓷 蹲 式 大 便器 个 | 12.12 | 10.10/10X12=12.12( 个 ) 
10-6-33 | 2 瓷 蹲 式 大 便器 高 水 箱 及 配件 | £ | 12.12 | 10.10/10X12=12.12( 套 ) 
3. 金属 软 管 DN15 根 | 12.12 | 10.10/10X12=12.12( 根 ) 
4. 2009 GEHI) DN15 个 | 12.12 | 10.10/10X12=12.12( 个 ) 
5. 冲洗 管 DN32 根 | 12.12 | 10.10/10X12=12.12( 根 ) 
6. 大 便器 存 水 弯 DN75 А | 12.12 10. 10/10Х12=12. 1204) 

















项 目 2 




































































( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
塑料 地 漏 DN50 市 8 2 个 /每 层 X4 层 : FER, ЖИ 1 个 
10-6-90 | ы, 
DN50 塑料 地 漏 个 | 8.08 10. 10/10X8=8. 08( 个 ) 
PEMAIN ARAE 套 4 1 套 / 每 层 X4 层 : 每 层 男 厕 1 个 
(10.9L) 
EH: 
10-6-75 | n J 8 ñ ñ 3 hik kl + 4 10. 00/10X4=40 P 
(10. 9L) 
2. 小 便 自 动 冲洗 水 箱 托 架 副 4 10. 001044308) 
3. 水 箱 进 水 嘴 DN15 个 | 4.04 1040/10х1=4. 0104) 
4. 水 箱 自动 冲洗 图 DN20 个 | 4.04 Т0. 10ў10х4=4. 0404) 
ЕЕ ' 
管制 作 安装 dn25 m 8 FERN 2mX4 层 
10-6-111 
PP-R 管 dn25 m ‚16 10.20/10X 8=8.16(m) 
水 龙头 安装 IDNI5 + 16 4 个 /每 层 X4 层 
10-6-81 | +#, 
DN15 水 嘴 个 [1616 | 10.10/10X16=16. 16( 个 ) 
排水 栓 DN32 组 ib 3 组 /每 层 X4 А. CRI 1 个 十 拖 布 池 1 个 十 小 
( 带 存 水 硒 ) š; | 便 梢 1 个 )X4 
10-6-84 | ЖИЙ: 
1. DN32 排水 栓 带 链 堵 套 | 12.12 | 10.10/10Х12=12.12(4) 
2. 存 水 弯 塑 料 dn40 个 | 12.12 | 10. 10/10X12=12. 12) 
З. 承 插 塑 料 排水 管 dn40 m | 4.80 4.00/10X12=4. 80(m) 
A*A EX ОМО + 1 进 户 管 处 
10-5-38 ҰН: 
ik: BJ DN40 Ф 1 1.00X1=1( 个 ) 
螺纹 阀门 安装 DN40 + 1 JL-2 УК 〈 首 层 地 面 上 30cm 处 ) 
10-5-5 | 主 材 ; 
丝 扣 铜 球阀 DN40 #* | 1@ 1.01X1=1.01( 个 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名称 单位 | 数量 计算 公式 
螺纹 阀门 安装 DN32 ЫШ 1 ]L-1 立 管 底部 〈 首 层 地 面 上 30cm Ж) 
10-5-4 | 主 材 ， 
丝 扣 铜 球阀 DN32 + |ia 1.01X1=1.01( 个 ) 
塑料 法 兰 〔 带 短 管 ) 安装 
А 1 进 
( 热 熔 连接 ) DN40 ы РЕ 
10-5- 193 
ЕМ: 
塑料 法 兰 ( 带 短 管 ) DN40 片 2 2.00X1=2( 片 ) 
(DC 给 水 PP-R 管 dmn20; 
国立 管 : 11.11/10X[1.2X4( 一 至 四 层 出 所 垂直 
WATJES. 33( 个 ) 
成 品 管 卡 安装 DN20 мә @ 水 平 管 : 16.67/10X [7.4X3( 一 至 三 层 出 所 水 
(以 内 ) \ СУ | 平 管 ) 十 9.5( 四 层 而 所 水 平 管 门 =51. 34( 个 ) 
(2) 给 水 PP-R 管 dm25; 
KERM 29/10 X [1.6 4(— # I J 9) K fl 
WU 器 水 箱 水 平 管 ) 十 0. 8( 四 层 女 局 水 平 管 )]=10. 23( 个 ) 
и: 
1. dn20 РР - R 管 成 品 
管 术 套 | 59.50 | 1.05X(5.33 十 51.34) 二 59.50( 套 ) 
2.4dn25 给 水 PP-R 管 成 品 | Ж | 10.74 | 1.05X10.23=10.74( 套 ) 
管 卡 
(1) Ж PP - R # dn32; 
立 管 : 9.09/10X[3.4(JL-2 地 上 立 管 ) 十 3.4X2 
成 品 管 卡 安 装 DN32 ж |а (JL-1 地 上 立 管 )]=9.27( 个 ) 
(以 内 ) (2) 给 水 PP-R 管 40. 
立 管 : 7.69/10X[3.4(JL-2 地 上 立 管 ) 十 5. 8JL- 
1 地 上 立 管 )]=7.07( 个 ) 
10-11-12 
主 材 : 
1. dn32 给 水 PP -R 管 成 品 
管 卡 套 | 9.73 1. 05X9. 27=9. 7306) 
2. dn40 给 水 PP - R 管 成 品 | £ | 7.42 1.05Х7.07=7. 42( 套 ) 





TE 





















































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
给 水 PP 一 R 管 dn50: 
EMERE D) 给 
i ONG (иҗ) 个 | 3.63 | 立 管 6.25/10X[5.8m(JL-2 зу @)]=3.63 
(以 内 ) 
GF) 
EH: 
1.dn50 给 水 PP - R 管 成 品 | £ | 3.81 1.05X3.63=3.81 (#) 
管 卡 
排水 PVC 管 dn50: 
四 立 管 ; 8.33/10X[0.4X2X3(WL 一 3 二 至 四 层 
10-11-13 僵 洗 槽 下 排水 竖 直 支管 ) 十 0.4X3(WL 一 2 二 至 四 层 
男 出 小 便 槽 下 排水 坚 直 元 管 ) 十 0.4X3(WL 一 2 二 至 
йй Ж DN10 ( 
.' 排水 | 个 | 46. 00 kW ЖЕП—1. 00( 个 ) 
四 ,水平 管 \25. 00/10X[1.7X3(WL 一 3 二 至 四 层 
MARREK KER +2. 0+0. 6)X3(WL-2 二 至 四 
站 层 男 局 小 便 档 排 水 水 平 管 ) 十 1. 3X3(WL 一 2 二 至 四 
层 女 而 地 漏 排水 水 平 管 )] 一 42. 00( 个 ) 
EH: . _ ' 
ал50 Wk РУС ERARE o| 69. 00 | 1. 05х46. 00=69. 00 ( 套 ) 
排水 PVC 管 DN75; 
OGER: 5.88/10 X ((WL—1 透气 管 ) (14.3 一 
成 品 管 卡 安装 DN80 (排水 ) 个 | 9.78) 十 (WL 一 2 透气 管 )(14. 3 一 9.78) 十 (WL 一 3 全 
ОШ) Т арг. 3 一 (一 0.02)]) =13. 34( 个 ) 
10-11-15 @ж+#%#: П. плох. 6 x 3( — Z M JE 8 R| K 
便器 排水 水 平 管 )] 二 5. 33( 个 ) 
ЕМ: 5 PEN i 
атт 排水 PVC 管 成 吕 管 卡 套 | 19.60 | 1.05X18.67=19.60 (Ж) 
п 排水 PVC 管 dn110， 
каз к GO | 个 | ово | w, 5.00/10x[9.8CWL 一 1 地 上 立 管 ) 二 9.8 
10-11-16 (WL 一 2 地 上 立 管 )] 一 9. 80( 个 ) 
ҰМ: А И 
ЗОЖ РУС ВВЕ Æ | 10.29 | 1.059. 8010.29 (Ж) 
刚性 防水 套 管制 作 安装 
DN100 (以 内 ) ea КЕНДИ 
10-11-71 
ЕМ. 
无 颖 钢管 D159X4.5 m | 0.848 | 0424X2=0.848(m) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名称 单位 | 数量 计算 公式 
刚性 防水 套 管制 作 安装 i 
= 出 户 管 处 
DN80 (以 内 ) + 1 W-3#Ek ih PEE 
10-11-70 
ЕМИ: 
无 缝 钢管 D133X4 m | 0.424 | 0.424X1=0.424(m) 
刚性 防水 套 管制 作 安装 ШЕ 
DN50 (ИА) 不 给 水 进 户 管 处 
10-11-69 
EH: 
无 缝 钢管 D89X4 m | 0.424 | 0.424X1=0 4240m) 
一 般 塑 料 套 管制 作 安装 Ре š dn50 管道 , 
DN50 (以 内 ) j 立 管 2 个 十 地 下 水 平 管 1 个 
10-11-39 
ы ОХЬ 0.318X3=0.954(m) 
ЖЕ dn75 Л МР тта 
dn40 管道 : 
KOKA dn40JL-2， 1 个 
4а32 Н. 
REER РА i JL-ti 24 dn40JL-2: 1 个 
DNA0_( 以 内 ) dn20 Өй: 
10-11-38 4 个 〈 一 至 四 层 水 平 管 穿 女 出 与 得 洗 室内 墙 ) 十 
3 个 (一 至 三 层 水 平 管 穿 男 、 女 而 内 墙 处 ) 十 1 个 
(四 层 水 平 管 穿 男 、 女 而 内 墙 处 ) 
че 4.452 | 0.318X14=4.452(m) 
塑料 管 dn63 | a 
阻 火 圈 安 装 
КЕЗ 统 
DN100 (以 内 ) 个 4 4 个 ( 见 排水 系统 图 ) 
10-11-114 
EH: РА я 
阻 火 圈 DN100 хилас) 
КЕРТ М solit 
DNTS (以 内 ) f 4 4 个 ( 见 排水 系统 图 ) 
10-11-113 
ө 个 4 1.00х4=4(4) 
HKE DN75 




















项 目 2 208823716: 





> 过 :证 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 


给 排水 工程 项 目的 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 使 用 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 
(СВ 50856 一 2013) 附录 K, Wak 2 - 8。 


表 2-8 给 排水 工程 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 
目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 镀 锌 钢管 、 钢 管 、 不 锈 钢管 、 铜 管 、 铸 铁 管 、 
031001 | 给 排水 、 采 暖 、 燃 气管 道 | 塑料 管 、 复 合 管 、 直 埋 式 预制 保温 管 、 承 插 陶 瓷 缸 瓦 管 、 承 
插 水 泥 笨 及 室外 管道 碰头 11 个 分 项 工程 项 目 





031002 支架 及 其 他 本 节 包 括 管道 支架 、 设 备 支架 、 套 管 3 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 各 种 螺纹 阅 门 、 曙 纹 法 兰 阀门 、 焊 接 法 兰 阀门 、 
带 短 管 甲乙 阀门 、 塑 料 阁 门 、 减 压 器 、 朴 水 器 、 除 污 器 〈 过 
031003 管道 附件 滤器 )、 补 偿 器 、 软 接头 〈 软 管 )、 法 兰 、 倒 流 防 止 器 、 水 表 、 
热量 表 、 塑 料 排水 管 消声器 、 浮 标 液 面 计 、 浮 标 水 位 标尺 17 
个 分 项 工程 项 目 








本 部 分 包括 各 种 浴缸 、 净 身 贫 、 洗 脸 ( 手 ) &. Wika. 
化 验 盆 、 大 便器 、 小 便器 、 其 他 成 品 卫生 器 具 、 烘 手 器 、 淋 
031004 卫生 器 具 浴 器 〈 间 )、 和 桑拿 浴 房 、 大 小 便 槽 自动 冲洗 水 箱 、 给 排水 附 
( 配 ) 件 、 小 便 槽 冲洗 管 、 蒸 汽 -水 加 热 器 、 冷 热 水 混合 器 、 
饮水 器 、 隔 油 器 19 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 变频 给 水 设备 、 稳 讨 给 水 设备 、 无 负 压 给 水 设备 、 
气压 链 、 太 阳 能 集 热 装置 、 地 源 (水 源 、 气 源 ) 热泵 机 组 、 
031006 采暖 、 给 排水 设备 除 砂 器 、 水 处 理 器 、 超 声波 灭 藻 设备 、 水 质 净 化 器 、 紫 外 线 
杀菌 设备 、 热 水 器 (开水 炉 )、 消 毒 器 (消毒 柜 )、 直 饮水 设 
备 、 水 箱 15 个 分 项 工程 项 目 











分 部 分 项 工程 量 清单 编制 任务 实施 


根据 本 项 目 中 某 学 校 办 公 楼 给 排水 工程 工程 量 计算 书 ( 表 2-7) 和 《通用 安装 工程 工 
程 量 计 算 规 范 》， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 2 -9。 
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表 2-9 分 部 分 项 工程 量 清单 表 


工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 给 排水 工程 


PRBE: 第 





项 目 编 码 


项 目 名 称 


项 目 特 征 描述 


计量 





1 031001006001 


塑料 管 


. 安装 部 位 : 室内 

. 输送 介质 : 冷水 〈 给 水 ) 

. 材质 ，PP - R 管 

规格 :dn20 

. 连接 方式 ; 热 熔 连接 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


m @ бф ю = 


m 





ою 


031001006002 


塑料 管 


. 安装 部 位 : 室内 

. 输送 介质 ; 冷水 给 水 》 

. 材质 ， PP -R 管 

规格 : dn25 

. 连接 方式 江 热 熔 连 接 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


с mm б гю н 


1.20 





3 031001006003 


塑料 管 


. 安装 部 位 : 室内 

. 输送 介质 : 冷水 〈 给 水 ) 

了 材质 ，PP-R 管 

- 规格 : dn32 

. 连接 方式 ;, 热 熔 连 接 

. ЕЛА ҖӘ: 按 规范 要 求 


Ф л > s o. = 


10.20 





4 031001006004 


塑料 管 


. 安装 部 位 : 室内 

输送 介质 ; 冷水 〈 给 水 ) 

式 材质 ，PP- R 管 

规格 : dn40 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


Ф m = 0 = 


9.48 





5 031001006005 


塑料 管 


. 安装 部 位 : 室内 

. 输送 介质 : 冷水 (给 水 ) 

. 材质 ，PP -R 管 

规格 :dn50 

. 连接 方式 : 热 熔 连接 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


олом н 


14. 60 





б 031001006006 








塑料 管 





1. 安装 部 位 : 室内 
2. 输送 介质 : 污水 
3. 材质 ， PVC 管 
4. 规格 : dn50 
5. 连接 方式 : 粘 接 
6. 阻 火 圈 设计 要 求 : 金属 材料 制作 
外 壳 ， 内 填充 阻 燃 膨胀 芯 
т. 灌水 及 通 球 试验 : 按 规范 要 求 








28. 80 





项 目 2 20982318: 






































( 续 ) 
序 š 计量 
号 项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 
1. 安装 部 位 : 室内 
2. 输送 介质 ;污水 
3. 材质 ，PVC 管 
4. 规格 : dn75 
7 | 031001006007 HF 37.11 
03100100600 塑料 管 5. 连接 方式 ЖЕ m |3 
б. КУИ К. 金属 材料 制作 
外 壳 ， 内 填充 阻 燃 膨 胀 芯 材 
7. 灌水 及 通 球 试验 : 按 规范 要 求 
1. 安装 部 位 : 室内 
2. 输送 介质 : 污水 : 
3. МЖ. РУС 
4. HUR атто 
: 8 HF 30. 7 
8 | 03100100600. 塑料 管 5. RDQ ME m 0.70 
64 阻 火 圈 设计 要 求 : 金属 材料 制作 
外 过 从 内 填充 阻 燃 膨 胀 世 材 
7. 灌水 及 通 球 试验 : 按 规范 要 求 
1. Ий: РР-Ё ЖЖ 
9 | 031002001001 管道 支架 2. BAJERN Жм К 套 56. 67 
3. MUM: 4120 
1: MU PP - R 管 支架 
10 | 031002001002 管道 支架 2. 管 架 形式 : 成 品 管 卡 套 10. 23 
3. 规格 :dn25 
1. МЖ: РР-К 管 支架 
11 | 031002001003 管道 支架 2. 管 架 形式 : 成品 管 卡 套 9.27 
3. 规格 : dn32 
1. МЖ: PP-R 管 支架 
12 | 031002001004 管道 支架 2. 管 架 形式 : 成 品 管 卡 套 7.07 
3. 规格 :dn40 
1. 材质 ，PP -R ЖЖ 
13 | 031002001005 管道 支架 2. 管 架 形式 : 成 品 管 卡 套 3. 63 
3. 规格 : dn50 
1. ИЖ: PVC 管 支架 
14 | 031002001006 管道 支架 2. 管 架 形式 : 成 品 管 卡 套 46. 00 
3. 规格 : dn50 
1. ИЖ. PVC 管 支架 
15 | 031002001007 管道 支架 2. 管 架 形式 : 成 品 管 卡 £ 18.67 
3. 规格 : dn75 
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( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


工程 量 





031002001008 


管道 支架 


. 材质 ，PVC 管 支架 
. 管 架 形式 : 成 品 管 卡 
. 规格 :dn110 


9.80 





17 


031002003001 


套 管 


. 名 称 、 类 型 : 刚性 防水 套 管 
. ММ: 碳 钢 

. 规格 : DN100 

. 填料 材质 :黏土 水 泥 封口 


+ 





031002003002 


套 管 


> о орг 


. 名 称 、 类 型 : 刚性 防水 套 管 
. ИЖ. 碳 钢 

. 规格 : DN75 

‚ 填料 材质 志和 蔡 于 水 泥 封口 





031002003003 


套 管 


sew- 


‚ЖЖ, ЖОШ. 刚性 防水 套 管 
„М. н 

. 规格 : DN50 

.填料 材质 : 黏土 水 泥 封口 


+ 





031002003004 


套 管 


оф мән 


‚ 名 称 、 类 型 0 二 般 穿 墙 套 管 
. 材质 ,塑料 
. 规格 : DN50 





21 


031002003005 


套 管 


中 % юе 


A. Жж. 一 般 穿 墙 套 管 


材质 : 塑料 


. 规格 : DN40 
. 填料 材质 : 油 麻 





22 


031003001001 


кы 


ою о г 


. 类 型 : Q11F - 16T 铜 球阀 
. 材质 : 铜 质 

. 规格 : DN32 

. 连接 方式 : 螺纹 连接 





23 


031003001002 


螺纹 阀门 


和 mp- 


. 类 型 ，Q11F - 16T 铜 球阀 
. ый: 铜 质 
. 规格: DN40 





24 





031003003001 











Ф о орг 


. 类 型 : ASNN 
. 材质 : 铸铁 

. 规格 : DN40 

. 连接 方式 : 

















项 目 2 20982316: 












































( 续 ) 
序 计量 
=< 
号 项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 程 量 
1. 材质 : 塑料 
25 | 031003011001 法 兰 2. 规格 : DN40 副 
3. 连接 形式 :( 带 短 管 ) 热 熔 连接 
1. 材质 : #@ 
26 | 031004006001 大 便器 2. 规格 、 类 型 : 蹲 式 套 12 
з. 组 装 方式 : 高 水 位 水 箱 
1. 材质 、 类 型 : 铁 质 自动 冲洗 
‚| 2 规格 :10. 9L 
27 | 031004013001 | 大 、 小 便 槽 冲洗 水 箱 | 3 水 箱 配件 ， 厂 配 套 4 
4. 支架 形式 及 做 法 和 配 
| 1. 材质 ， 塑 料 P 
28 | 031004014001 | 给 、 排 水 附 O fF 2, WS ZAAN DN50 НН Т 12 
29 | 031004014002 | 给 、 排 水 附 ( 配 ) 件 | Ий x. ONERA + 16 
I= 材质， 塑料 
30 | 031004014003 | 给 、 排 水 附 ( 配 » 件 2. 型 号 、 规 格 :DN32 排水 栓 ( 带 | 组 12 
存 水 弯 ) 
š š P F 1. МЖ; PR-R E 
31 | 031004015001 小 便 槽 冲洗 管 2, аЙ. 4025 m 8 
джур 


бл & 5 





本 部 分 内 容 以 编制 某 学 校 办 公 楼 给 排水 工程 项 目 分 部 分 项 工程 量 清单 为 工作 任务 ， 
从 识 读 工程 图 纸 入 手 ， 详 细 介绍 了 给 排水 工程 的 工程 量 计算 规则 ， 相 应 的 消耗 量 定 领 


使 用 注意 事项 ， 以 及 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 中 对 应 的 内 容 。 通 过 学 习 本 项 
目 内 容 ， 培 养 学 生 独 立 编制 建筑 给 排水 工程 计量 文件 的 能 力 





@ 自 测 练习 5) 


一 、 单 项 选择 题 

1. 排水 管道 室内 外 界线 划分 是 以 ( ) 为 界 。 

А. лоджий В. 出 户 第 一 个 检查 井 
C. 建筑 物 外 墙 皮 1. 8m D. 外 墙 三 通 
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2. 定额 中 镀 锌 钢管 规格 用 ( ) 表示 。 

A. 公称 直径 B. 公称 外 径 

С. хед D. 都 不 正确 
3.PP-R 管 一 般 才 有 ( ) 连接 。 

A. 螺纹 连接 B. 承 插 连接 

C. 热 熔 连接 C. 粘 接连 接 

4. 第 十 册 消耗 量 定额 给 排水 管道 项 目 中 ， 不 包括 ( Ji 
A. 水 压 试验 B. 水 冲洗 

C. 消毒 冲洗 D. 管件 安装 


5. 成 品 管 卡 、 阻 火 围 安 装 、 成 品 防火 套 管 安装 ， 按 工作 介质 管道 直径 ， 区 分 不 同 规 
Њу ( ) 为 计量 单位 。 


A. 件 B. 个 

C. # D. šJ 

二 、 判 断 题 

І. 管道 安装 项 目 中 ， 除 室内 直 埋 塑料 给 水 管 项 目 中 已 包括 管 卡 安装 外 , 均 不 包括 管 
道 支架 、 管 卡 、 托 钧 等 的 制作 安装 。 ( ) 

2. 法 兰 阀门 安装 项 目 已 包括 法 兰 安装 ， 不 应 另行 计算 。 ( y 

3. 普通 水 表 、IC 卡 预 付费 水 表 安 装 项 目 中 不 包括 水 表 前 的 阀门 安装 。 ( ) 

4. 给 排水 管道 均 以 施工 图 所 示 中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 ， 应 扣除 管件 阀门 、 管 件 、 
附件 (包括 器 具 组 成 ) 及 井 类 所 占 长 度 。 ( ) 

5. 公称 直径 DN50 沪 公称 外 径 dn63 对 应 。 ( ) 

6. AKE É 636 F kk. # <N AK KAMA. 发生 时 按 实际 数量 另 计 材料 费 。 

( ) 

Т. 安装 带 保 温 层 的 管道 时 ， 可 执行 相应 材质 及 连接 形式 的 管道 安装 项 目 ， 其 人 工 乘 
以 系数 1.10. ( ) 

8. 排水 管道 工程 量 自卫 生 器 具 出 口 处 的 地 面 或 墙 面 的 设计 尺寸 算 起 ; 与 地 漏 连 接 的 
排水 管道 自 地 面 设 计 尺 寸 算 起 ， 扣 除 地 漏 所 占 长 度 。 ( ) 

9. 各 类 卫生 器 具 的 混凝土 或 砖 基础 、 周 边 砌 砖 、 资 砖 粘 贴 ， 蹲 式 大 便器 蹲 台 砌 筑 
台式 洗脸 盆 的 台面 、 浴 出 配 件 安装 ， 应 执行 建筑 工程 相应 定额 项 目 。 ( ) 

10. 第 十 册 定 额 脚 手 架 搭 拆 费 ， 按 定额 人 工 费 的 5%% 计 算 ， 其 费用 中 人 工 费 占 35% 。 

( ) 
三 、 计 算 题 


图 2-27 一 图 2-30 为 某 住 宅 楼 的 建筑 给 水 排水 施工 工程 平面 图 和 系统 图 。 请 在 认真 
识 读 该 工程 项 目 图 纸 的 前 提 下 ， 计算 该 项 目的 工程 量 ， 编 制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 情况 如 下 。 

(1) 图 中 标注 尺寸 标高 以 米 计 ， 其 余 均 以 毫米 计 。 所 注 标 高 以 底层 卧室 地 坪 为 十 
0.00m， 室 外 地 面 为 一 0. 60m。 管 道 标高 均 为 管 中 心 标高 。 

(2) 给 水 管 采用 镀 锌 钢管 。 螺 纹 连 接 。 排 水 管 采用 PVC 管 ， 粘 接连 接 ; 室外 埋 地 部 
分 采用 铸铁 排水 管 ， 承 插 连 接 。 石棉 水 泥 接 口 。 


бо ооо 


2700 


2700 


ee a 


2700 
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2-27 地下室 给 排水 平面 图 
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图 2-28 ”标准 层 给 排水 平面 图 


项 目 2 











Е GL-2、 GL-3、 











WL- С.-3, С.-4 2% р. -1; Р.-6, С.-7, С.-8 2% PL- 


I resi ШЛУ 


(3) 给 水 引入 管 与 排水 排除 管 进 户 处 设置 刚性 防水 套 管 ， 给 水 管道 穿 墙 或 楼 板 处 设置 
一 般 钢 套 管 ， 套 管 填料 为 油 麻 . 厕所 间 套 管 应 高 出 地 面 50mm。 排 水 立 管 穿越 楼 板 处 ， 上 
下 分 别 设置 塑料 止 水 环 和 阻 火 圈 。 

U) 卫生 器 具 安装 均 参 照 《 全 国 通用 给 水 排水 标准 图 集 》 的 要 求 ， 选 用 节 水 型 。 坐 便器 
为 连 体 水 箱 式 ; 洗脸 盆 采 用 冷水 立柱 式 ; 洗涤 盆 水 龙头 为 冷水 单 嘴 ; 浴盆 采用 1200mm X 
650mm 的 铸铁 扩 次 浴盆， 采用 冷 热 水 带 喷头 式 ( 暂 不 考虑 热 水 供应 ); 地 漏 为 塑料 地 漏 。 
房间 内 水 表 为 螺纹 连接 IC 卡 预付 费 水 表 。 

(5) GL-1—GL-8 ТЯ £ 1 MARA., atik; 给 水 引入 管 入 口 处 安装 
一 个 阅 闪 ， 法 兰 连 接 。 

(6) 施工 完毕 ， 给 水 系统 进行 静水 压力 试验 ,试验 压力 为 0.6MPa，10min 压 降 为 
0.05MPa， 再 降 至 工作 压力 ， 做 外 观 检查 ,以 不 漏水 为 合格 ; 排水 系统 安装 完毕 进行 灌水 
试验 ,施工 完毕 再 进行 通 水 、 通 球 试验 ， 以 不 渗 漏 为 合格 。 排 水 管道 横 管 严格 按 坡度 施 

。 管 道 穿 楼 板 、 穿 墙 孔 洞 及 管道 安装 完毕 后 的 堵 洞 均 直 十 建 者 虑 完成 ， 此 项 目 暂 不 
计算 。 
(7) 埋 地 铸铁 排水 管道 涂 热 沥青 两 遍 ， 镀 锌 钢管 刷 银 粉 漆 两 道 ， 支 架 刷 两 道 红 丹 防 锈 
漆 和 两 道 银 粉 漆 。( 本 项 内 容 可 在 学 完 本 书 “ 项 目 3” 后 再 完成 。) 
(8) 未 尽 事宜 ， 按 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执行 。 


(101 


【项 目 2 自 测 
练习 答案 】 





ИЕ: s 了 解 采暖 系统 常用 主要 设备 的 
Th нее с е ие ана 为 
工程 计量 商定 好 基础 。 
2 ROARS ADARI КҮЛ ҮҮ ТТ REFA, 
3 жаз BI AME A IAE EGH за, AERE HA SEIER OES йе T AEM т 
程 量 。 
аякка кияк айал», 能 独立 编制 采暖 与 刷 油 绝热 分 
sewa йо 


825 nisi 


І. 采用 多 媒体 等 多 种 信息 化 教学 手段 ， 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 采暖 与 刷 油 绝热 工 
程 消耗 量 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 

2. 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 采暖 与 刷 油 绝热 工程 量 计算 规则 、 工 程 量 清单 项 目 设置 
的 内 容 及 工程 量 清单 的 编制 方法 。 


5668 

依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 ) (GB 50856 一 2013) 等 资料 ， 计 算 下 面 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 的 工程 量 ， 并 编制 其 
分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 概况 如 下 。 

(1) 图 3-1 一 图 3-5 为 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 图 ,供水 温度 95 ， 回 水 温度 
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70C 。 图 中 标高 尺寸 以 米 计 ， 其 余 均 以 毫米 计 。 外 墙 为 37 墙 ， 内 墙 为 24 墙 。 除 热力 
入 口外 ,室内 立 管 上 下 端 安装 丝 扣 铜 球 阅 ,规格 同 管 径 ; 散热 器 进 水 支管 处 安装 温 
A. 

(2) 采暖 管道 采用 镀 镍 钢管 ，DN< 一 32 为 丝 接 ， 其 余 为 焊接 。 全 部 立 管 管 径 均 为 
DN25， 散 热 器 支管 均 为 DN20。 

(3) 散热 器 选用 TZY2 -6 一 8 铸铁 柱 相 型 散热 器 (其 主要 技术 参数 见 表 3 -1)， 采 用 
成 组 落地 安装 。 双 侧 连 接 的 散热 器 ， 其 中 心 距离 均 为 3. 6m; 单 侧 连 接 的 散热 器 ， 立 管 至 
散热 器 中 心 的 距离 为 1. 8m。 每 组 散热 器 上 均 装 $10 手动 放风 阀 一 个 。 

(4) 地 沟 内 供 回 水 干 管 采用 岩 棉 瓦 块 保温 ( 厚 30mm)， 外 缠 玻 璃 丝 布 一 层 ， 再 刷 沥 
青 漆 一 道 。 地 上 管道 刷 银 粉 漆 两 遍 。 散 热 器 现场 刷 银 粉 漆 一 遍 。 

(5) 干 管 坡度 ;一 0. 003。 

(6) 管道 穿 地 面 和 楼 板 ， 设 一 般 钢 套 管 。 管 道 穿 楼 板 、 穿 墙 孔 洞 及 管道 安装 完毕 后 的 
堵 洞 均 由 土建 考虑 完成 ， 此 项 目 暂 不 计算 。 

(7) 管道 支架 : 供 回 水 干 管 设 置 由 角钢 L40 兴 凡 制 作 ， 每 个 单 件 平均 质量 为 
1. не 共 26 个 ， ARALARA б B| r JF 2 460505 5. ЛИМА; 立 支管 采 
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83-1 引入 口 安装 示意 图 
1 一 温度 计 ; 2 一 压力 表 ; 3 一 法 兰 闸 阀 DN50; 4 一 法 兰 闸阀 DN40; 
5 一 旁 通 管 DN 长 0. 5m; 6 一 泄 水 丝 堵 
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3.1 采暖 与 刷 油 绝热 工程 识 图 基本 知识 


采暖 系统 的 基本 组 成 与 分 类 


1. 采暖 系统 的 基本 组 成 
采暖 系统 一 般 由 热源 锅炉 或 热 交 换 器 等 )、 管 道 系统 、 散 热 设 备 等 组 成 ， 如 图 3- 6 所 示 。 


【容积 式 水 加 热 器 】 





图 3 -6 ” 采 巍 系统 的 基本 组 成 
1 一 锅炉 ; 2 一 供水 管道 ;3 一 回 水 管道 ，4 一 散热 器 ; 5 一 排 气 装置 











2. 室内 采暖 系统 的 分 类 

室内 采暖 系统 根据 室内 供 热管 网 输送 的 介质 不 同 、 可 分 为 热 水 采暖 系统 和 蒸汽 采暖 系 

D 热 水 采 暖 系 统 

热 水 采暖 系统 是 指 以 热 水 作为 传媒 介质 的 采暖 系统 。 热 水 采暖 系统 按 供水 温度 不 同 ， 可 
分 为 低温 热 水 采 暖 (供水 温度 95C. 回 水 温度 700) 和 高 温 热 水 采暖 (供水 温度 110 一 
130C， 回 水 温度 70C) 两 种 ， 按 水 系统 内 循环 的 动力 不 同 ， 可 分 为 自然 循环 〈 或 重力 循环 ) 
系统 〈 靠 水 的 重度 差 进行 循环 ) 和 机 械 循环 系统 〈 靠 水 泵 动力 进行 循环 ) 两 种 ， 如 图 3-? 
所 示 。 另 外 ， 地 板 采 暧 也 是 目前 常用 的 一 种 低温 热 水 采 暧 形式 。 

膨胀 水 箱 BJ ki 











【地 板 采暖 





回 水 管 





锅炉 
(a) 重力 循环 热 水 采 暖 系统 (b) 机 械 循环 热 水 采 暖 系统 
图 3-7 按 动力 分 类 的 热 水 采暖 系统 示意 图 
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2) 蒸汽 采暖 系统 


蒸汽 采暖 系统 是 指 以 蒸汽 作为 传媒 介质 的 采暖 系统 。 茸 汽 采暖 系统 按压 力 不 同 ， 可 


分 为 低压 蒸汽 采暖 系统 蒸汽 ] 








重力 回 水 蒸汽 采暖 系统 和 机 械 回 水 蒸汽 采暖 系统 两 种 。 
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图 3-9 高 讨 蔡 汽 采暖 系统 示意 图 


U 热 水 采 暖 系统 管道 布置 的 几 种 常见 方式 
1. 干 管 布置 方式 (K 3-10) 


өтт 


散热 器 





иж 
Ай. 
(a) 上 供 下 回 式 (b) 上 供 上 回 式 
ШЕ ШШЩ 
(с) 下 供 上 回 式 (9) 下 供 下 回 式 


3-10 热 水 采 暖 系统 干 管 布置 示意 图 





СФЕ 77<0. 07МРа) 和 高 压 蒸汽 采暖 系统 (蒸汽 工作 压 
力 二 0.07MPa) 两 种 ， 分 别 如 图 3-8 和 图 3-9 所 示 ; 按 凝 结 水 回 水 方式 不 同 ， 可 分 为 
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(а) 垂直 单 管 жд 
图 3-11 热 水 采 暖 系统 立 管 布置 示意 图 





2. 立 管 布置 方式 (图 3-11) 
і 


采暖 系统 常用 主要 设备 


1. 散热 器 
1) 铸铁 散热 器 (图 3-12) 








(b) 柱 辟 型 散热 器 
3-12 铸铁 散热 器 


安装 工程 计量 与 计价 
常用 铸铁 散热 器 结构 尺寸 及 主要 技术 参数 见 表 3-1. 
表 3-1 常用 铸铁 散热 器 结构 尺寸 及 主要 技术 参数 




























































































ЖЕ ш 9 单 片 主要 尺寸 (тт) 质量 散热 面积 
вн | 宽度 B | KEL 中 心 距 H (kg/ 片 ) (m'/F) 
TZY2-6-5(8) | PH 700 100 60 600 6.7 0.412 
1 
(Ж 700) 足 片 780 100 60 600 7.2 0.412 
TZY2 一 5 一 5(8) | 中 片 600 100 60 500 5.5 0.377 
2 
CER 600) 足 片 680 100 60 500 6.0 0.377 
т2ү2-3-5(8) | 中 片 400 90 60 300 3.6 0. 180 
3 
ER 400) 足 片 480 90 60 300 4.2 0.180 
hh 724 159 57 642 6.5 0.280 
1 四 柱 813 型 
足 片 813 159 57 642 7.0 0. 280 
中 片 682 143 60 600 5.8 0.235 
TZ4-6-5(8) 
5 Гл 760 143 60 600 6.2 0.235 
(四 柱 760) 
足 片 460 143 60 300 5.5 0.130 
2) 钢 制 散热 器 (图 3 一 13) 
“< 
| | É 
(a) 钢 制 柱 式 散热 器 (b) 钢 制 板式 散热 器 (с) 钢 制 闭 式 散 热 器 (а) 起 片 管 散热 器 


图 3-13 常用 各 种 钢 制 散热 器 


3) 光 排 管 散热 器 (图 3- 14) 





(a) A 型 (用 于 热 水 采暖 ) (b) BROH THARE (с) 实物 图 


图 3-14 光 排 管 散热 器 
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4) 艺术 造型 散热 器 (图 3 一 15) 





图 3-15 艺术 造型 散热 器 


2. 管道 附件 

1) AHHAR (图 3 一 16) 

自动 排 气 阀 是 一 种 安装 于 系统 最 高 点 ， 用 来 释放 供 热 系统 和 供水 系统 管道 中 产生 的 气 
穴 的 阀门 。 N 

2) 温 控 阀 E 3-17) Y 

温 控 阀 可 以 根据 用 户 的 不 同 要 求 设 定 室温 , 它 的 感 温 部 分 不 断 地 感受 室温 并 按照 当前 
热 需 求 随时 自动 调节 热量 的 供给 ， 以 防止 室温 过 热 ， 达 到 用 户 最 高 的 舒适 度 。 它 一 般 安 装 
在 散热 器 支管 上 。 š 


Wi 


ў 





83-16 自动 排 气 阀 图 3-17 BRA 


3) FHR (图 3 一 18) 

平衡 闪 是 在 水 里 状态 下 ， 起 到 动态 、 静 态 平 衡 调节 的 阀门 。 

4) 立 形 过 滤器 (图 3 一 19) 

Y 形 过 滤器 用 来 清除 介质 中 的 杂质 .以 保护 阀门 及 设备 的 正常 使 用 。 它 通常 安装 在 减 
压 阀 、 泄 压 阀 等 设备 的 进口 端 。 











图 3-18 Ж 图 3-19 YY 形 过 滤器 
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5) 补偿 器 (又 称 伸缩 器 ) (图 3- 20) 
补偿 器 是 在 热力 管道 过 长 的 情况 下 ， 用 来 减 小 热 胀 冷 缩 对 管道 的 拉 伸 作用 。 一 般 分 为 
方形 补偿 器 、 波 纹 管 式 补偿 器 、 套 简 补 偿 器 等 。 




















(a) 方形 补偿 器 (b) 波纹 补偿 器 《c) 球形 补偿 器 
3-20 补偿 器 


6) 软 接头 (93-21) 
橡胶 软 接 头 系 用 于 金属 管道 之 间 起 挠 性 连接 作用 的 中 空 橡胶 制品 ， 有 减 振 降 噪 的 作用 。 


Bi 


图 3-21 软 接头 





7) 减 压 器 (3 22) 

减 压 器 是 将 热力 入 口 进口 压力 减 至 某 一 设 定 的 出 口 压力 ， 并 自动 保持 压力 稳定 的 设 
备 ， 一 般 成 组 安装 在 高 压 蒸汽 采暖 系统 的 入口 处 。 

8) ük ak (图 3-23) 

ОК $R kë lH ОШ k üg EI, FK ле А BRA EEREN, 02364) bv. 
不 让 它 进 入 凝结 水 管道 ;同时 迅速 地 走 用 热 设 备 或 管道 中 的 凝结 水 ， 以 便 回 流 再 用 。 及 时 

















玖 水 可 以 保证 系统 安全 、 正 常 进行 ， 避 免 发 生 水 击 现象 ; 某 些 疏水 器 还 能 排除 系统 中 的 空 
气 和 其 他 不 凝 性 气体 。 


«2 





83-2 减 压 器 图 3-23 иж 
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9) 除 污 器 (图 3-24) 
除 污 器 的 作用 是 reee шы RR SJ. Р СРУ KR АО ТВ. ЖИЛ 
H. 保护 设备 和 防止 管 


T => 


图 3-24 除 污 器 









































10) 倒流 防止 器 〈 图 3-25) 

根据 我 国 目前 的 供水 管 网 ， 尤 其 是 生活 饮用 水 管道 回流 污染 严重 ， 又 无 有 效 防止 回流 
污染 装置 的 情况 ， 研 制 的 一 种 严格 限制 管道 中 的 水 只 能 单 向 流动 的 新 型 水 力 控制 装置 。 

11) 热量 表 (图 3-26) 

热量 表 是 计算 热量 的 仪表 。 





图 3-25 倒流 防止 器 图 3-26 热量 表 


ЕКЕШ 管道 及 设备 出 油 绝热 基本 知识 


1. 涂 漆 前 的 表面 清理 一 除 锈 工程 
管道 、 设 备 及 金属 构件 在 涂 洪 之 前 ， 均 要 对 表面 进行 清理 ， 并 打磨 出 光泽 ， 以 便 使 油漆 

能 牢 牢 地 附着 在 金属 表面 ， 这 种 清理 方法 俗称 除 锈 。 |z] 

常用 的 除 锈 方法 有 人 工 除 锈 、 动 力 工具 除 锈 、 喷 射 除 锈 和 化 学 除 锈 a 


























四 种 。 m 
1 -与 动力 工具 除 锈 等 级 的 划分 见 表 3 -2。 = 
(1) 手工 与 动力 工具 除 锈 等 级 的 划分 见 表 3 rr 
表 3-2 ”手工 与 动力 工具 除 锈 等 级 
类 ж 等 ”级 划分 标准 
в 已 发 生 锈蚀 .并且 部 分 氧化 皮 已 经 剥落 的 钢材 表面 
手工 除 锈 
р Я Ж. ERR. 除 锈 后 见 Иш 
ае 中 锈 部 分 氧化 皮 破 裂 脱落 ， 呈 堆 粉 状 ， 除 锈 后 用 肉眼 能 看 见 腐蚀 小 四 





重 锈 大 部 分 氧化 皮 脱落 ， 呈 片 状 锈 层 或 凸 起 的 锈 班 ， 除 锈 后 出 现 麻 点 或 麻 坑 


© 
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(2) 除 锈 区 分 标准 。 

@ 手工 、 动 力 工具 除 锈 过 的 钢材 表面 分 为 St2 和 St3 两 个 标准 。 

St2 标准 : 钢材 表面 应 无 可 见 的 油脂 和 污垢 ， 并 且 没 有 附着 不 牢 的 氧化 皮 、 铁 锈 和 油 
漆 涂 层 等 附着 物 。 

513 标准 : 钢材 表面 应 无 可 见 的 油脂 和 污垢 ,并 且 没 有 附着 不 牢 的 氧化 皮 、 铁 锈 和 油 
漆 涂 层 等 附着 物 。 除 锈 应 比 St2 标准 更 为 彻底 ， 底 材 显 露出 部 分 的 表面 应 具有 人 金属 光泽 。 

O 喷射 除 锈 过 的 钢材 表面 分 为 Sa2、Sa2% 和 Sa3 三 个 标准 。 

а. Sa2 级 : 彻底 的 喷射 或 抛射 除 锈 。 

钢材 表面 应 无 可 见 的 油脂 、 污 拍 ， 并 且 氧 化 皮 、 铁 锈 和 油漆 层 等 附着 物 已 基本 清除 
其 残留 物 应 是 牢固 附着 的 。 

b. Sa2% 级 : 非常 彻底 的 喷射 或 抛射 除 锈 。 

钢材 表面 应 无 可 见 的 油脂 、 污 垢 、 氧 化 皮 、 铁 锈 和 油漆 层 等 附着 物 ， 其 残留 的 痕迹 应 
仅 是 点 状 或 条 纹 状 的 轻微 色 斑 。 

с. Sa3 级 :使 钢材 表 观 洁净 的 喷射 或 抛射 除 锈 。 

钢材 表面 应 无 可 见 的 油脂 、 污 垢 、 氧 化 皮 、 铁 锈 和 油漆 层 等 附着 物 ， 该 表面 应 显示 均 
匀 的 金属 色泽 。 

2. 管道 的 一 般 涂 漆 防腐 的 结构 

管道 的 一 般 涂 漆 防 腐 结构 分 为 底 污 并 面 潜 、 单 面 潜 三 种 涂 层 ， 每 层 刷 一 遍 或 几 遍 。 

1) Ж 

底 漆 是 直接 喷 刷 在 金属 表面 上 的 涂料 层 ， 应 具有 附着 力 强 、 防 腐 、 防 水 性 能 好 等 特 
点 。 对 黑色 金属 表面 应 采用 红 丹 防 锈 漆 、 铁 红 防 锈 漆 铁 红 醇 酸 防 锈 漆 等 。 对 有 色 金 属 表 
面 应 采用 锌 黄 底 漆 、 磷 化 底 漆 。 

2) 面 漆 

面 潜 是 涂 在 底 滩 上 面 的 涂 层 ， 应 具有 耐 光 性 、 耐 气候 性 和 覆盖 能 力 强 等 特性 ， 如 灰色 
防 锈 漆 、 各 色调 和 漆 、 各 色 磁 漆 等 。 

3) ЙЫШ 

ЖИИ ДЕЙК fE ГАТА ЕЛКА. ATHIRA ЛИП РЕ. 延长 涂料 层 的 寿命 ， 在 面 漆 
上 可 再 涂 1 一 2 遍 无 色 清 漆 。 

室内 不 保温 的 明 装 管道 、 设 备 、 金 属 构件 ， 需 刷 1 一 2 遍 防 锈 底 污 ， 再 按 规定 遍 数 刷 
面 漆 ; 有 保温 的 管道 可 只 刷 两 遍 底 漆 ; 安装 在 墙 模 、 管 道 井 内 的 管道 及 附件 应 刷 两 遍 防 
BR. 

3. 管道 的 保温 (绝热 ) 

保温 又 称 绝热 ， 目的 是 减少 热量 的 损失 ， 防 止 工作 人 员 发 生 事故 ， 防 止 管道 表面 结 露 
和 管道 内 部 介质 的 冻结 。 

1) 常用 的 保温 材料 

目前 保温 材料 很 多 ,常用 的 保温 材料 有 岩 棉 、 玻 璃 棉 、 硅 藻 土 、 石 棉 、 水 泥 星 石 、 珍 
珠 岩 、 泡 沫 塑料 、 闭 孔 海绵 、 软 木 等 ， 如 图 3- 27 所 示 。 

2) 保温 结构 

保温 结构 一 般 有 防 锈 层 、 保 温 层 、 防 潮 层 (对 保 冷 空调 冷媒 水 管 )、 保 护 层 、 防 腐 识 
别 层 等 ， 如 图 3-28 所 示 。 
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(а) 岩 棉 管 过 保温 材料 (b) 泡沫 塑料 保温 材料 (с) 玻璃 丝 布 保护 层 
图 3-27 几 种 保温 材料 





做 加 强 防 腐 涂 层 






复合 硅 酸 钙 保 温 瓦 一 | 





工作 钢管 一 一 





图 3-28 管道 保温 层 结构 示意 图 


防 锈 层 即 是 防 锈 涂料 层 ， 保温 层 是 在 防 锈 层 外 用 保温 材料 制 成 的 构件 ， 对 保 冷 层 在 保 
温 层 外 面 还 要 做 防潮 层 以 免 冷媒 结 露 ,常用 的 材料 有 铝箔 塑料 注 膜 、 沥 青 油 息 等 。 保 护 
层 在 保温 层 防潮 层 外 ， 主 要 保护 保温 层 和 防潮 层 不 受 机 械 损伤 。 最 外 面 的 是 防腐 及 识别 标 
志 层 ， 其 作用 是 使 保护 层 不 受 腐蚀 ， 一 般 采 用 耐 当地 气候 条 件 的 涂料 直接 涂 在 保护 层 上 ， 
用 不 同 的 颜色 来 区 分 管道 的 种 类 。 
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3. 2 жш 与 刷 油 绝热 工程 量 计算 


бей 
消耗 量 定 额 》 
(第 十 二 册 ) 】 
采暖 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 第 十 册 ， 除 锈 、 刷 
油 、 绝 热 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 第 十 二 册 。 








SP 工程 量 计 算 及 消耗 量 定额 应 用 


1. 采暖 管道 界线 划分 

(1) 室内 外 管道 以 建筑 物 外 墙 皮 1. 5m 为 界 ; 建筑 物 入 口 处 设 阀 门 者 以 阀门 为 界 ; 室 
外 设 有 采暖 入 口 装 置 者 以 入 口 装置 循环 管 三 通 为 界 。 

(2) 与 工业 管道 界限 以 锅炉 房 或 热力 站 外 墙 皮 1. 5m 为 界 。 

(3) 与 设 在 建筑 物 内 的 换 热 站 管道 以 站 房 外 墙 皮 为 界 。 
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2. 采暖 管道 安装 

1) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 各 类 管道 安装 按 室内 外 、 材 质 、 连 接 形式 、 规 格 分 别 列 项 ， 以 “10m” 为 计量 单 
位 。 定 额 中 塑料 管 以 公称 外 径 表 示 ， 其 他 管道 均 以 公称 直径 表示 。 

(2) 各 类 管道 安装 工程 量 , 均 按 设计 管道 中 心 线 长 度 ， 以 “10m” 为 计量 单位 ,不 扣 
除 阀 门 、 管 件 、 附 件 所 占 长 度 。 

(3) 方形 补偿 器 所 占 长 度 计 和 人 管道 安装 工程 量 。 方 形 补偿 器 制作 安装 应 执行 定额 第 五 
章 相应 项 目 。 

(4) 与 分 集 水 器 进出 口 连接 的 管道 工程 量 ， 应 计算 至 分 集 水 器 中 心 线 位 置 。 

(5) 直 埋 保温 管 保温 层 补 口 分 管 径 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(6) 与 原 有 采暖 热源 钢管 磁头 ,区 分 带 介质 、 不 带 介质 两 种 情况 ， 按 新 接 支 管 公称 管 
径 列 项 ， 以 “处 ”为 计量 单位 。 每 处 含有 供 、 回 水 两 条 管道 磁头 连接 。 

2) 定额 应 用 说 明 

O 室外 管道 安装 不 分 地 上 与 地 下 ， 均 执行 同一 子 目 。 

(2) 管道 安装 项 目 中 ， 均 包括 相应 管件 安装 水 压 试验 及 水 冲洗 工作 内 容 。 各 种 管件 
数量 系 综合 取 定 ,执行 定额 时 ， 成 品 管件 数量 可 依据 设计 文件 及 施工 方案 或 参照 本 册 定 额 
附录 “管道 管件 数量 取 定 表 ” 计 算 ， 定额 中 其 他 消耗 其 均 不 做 调整 。 本 册 定 额 管件 含 基 中 
不 含 与 螺纹 阀门 配套 的 活 接 、 对 丝 ， 其 用 量 仿 在 螺纹 阀门 安装 项 目 中 。 

(3) 钢管 焊接 安装 项 目 中 均 综 合 考虑 了 成 品 管件 和 现场 爆 制 弯 管 、 摔 制 大 小 头 、 挖 眼 





三 通 。 
(4) 管道 安装 项 目 中 ,- 除 室内 直 埋 塑料 管道 中 已 包括 管 卡 安装 外 ， 其 他 管道 项 目 均 不 
包括 管道 支架 、 管 卡 、 托 钩 等 制作 安装 ， 以 及 管道 穿 墙 、 楼 板 套 管制 作 安装 、 预 留 孔洞 、 
堵 洞 、 打 洞 、 当 覃 等 工作 内 容 ， 发 生 时 ,应 按 本 册 定 额 第 十 一 章 相应 项 目 另行 计算 。 

(5) 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 项 目 也 适用 于 焊接 钢管 的 螺纹 连接 。 

(6) 采暖 室内 直 埋 塑料 管道 是 指 歼 设 于 室内 地 坪 下 或 墙 内 的 由 采暖 分 集 水 器 连接 散热 
器 及 管 井 内 立 管 的 塑料 采暖 管 段 。 直 埋 塑 料 管 分 别 设置 了 热 熔 管 件 连接 和 无 接口 敷设 两 项 
定额 项 目 ， 不 适用 于 地 板 辐射 采暖 系 统管 道 。 地 板 辐射 采暖 系统 管道 执行 本 册 定 额 第 七 章 
相应 项 目 。 

Ст) 室内 直 埋 塑料 管 包括 充 压 隐 蔽 、 水 压 试 验 、 水 冲洗 以 及 地 面 画 线 标示 等 工作 内 容 。 

(8) 室内 外 采暖 管道 在 过 路 口 或 跨 绕 梁 、 柱 等 障碍 时 ， 如 发 生 类 似 于 方形 补偿 器 的 管 
道 安装 形式 ， 执 行 方形 补偿 器 制作 安装 项 目 。 

(9) 采暖 塑 铝 稳 态 复合 管道 安装 按 相应 塑料 管道 安装 项 目 人 工 乘 以 系数 1. 1， 其 余 




















不 变 。 
(10) 塑 套 钢 预制 直 埋 保温 管 安装 项 目 是 按照 行业 标准 《高 密度 聚 乙烯 外 护 管 聚氨酯 
预制 直 埋 保温 管 》 (CJ 114 一 2000) 要求 供应 的 成 品 保温 管道 、 管 件 编制 的 。 

AD 塑 套 钢 预制 直 埋 保温 管 安装 项 目 中 已 包括 管件 安装 , 但 不 包括 接口 保温 ,发生 
时 应 另行 套用 接口 保温 安装 项 目 。 

(12) 安装 带 保温 层 的 管道 时 ， 可 执行 相应 材质 及 连接 形式 的 管道 安装 项 目 ， 其 人 工 
乘 以 系数 1. 1; 管道 接头 保温 执行 本 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》， 其 人 工 、 
机 械 乘 以 系数 2.0， 材料 消耗 量 乘 以 系数 1.2. 

















жаз BD: Sa 





(13) 安装 钢 套 钢 预 制 直 埋 保 温 管 时 ， 执 行 本 定额 第 八 册 《工业 管道 工程 》 相 应 
项 目 。 
(14) 室外 管道 碰头 项 目 适用 于 新 建 管道 与 已 有 热源 管道 的 碰头 连接 ， 如 已 有 热源 管 
道 已 做 预 留 接口 则 不 执行 相应 安装 项 目 。 

(15) 与 原 有 管道 碰头 安装 项 目 不 包 括 与 供 热 部 门 的 配合 协调 工作 及 通 水 试验 的 用 水 
量 ， 发 生 时 应 另行 计算 。 

3) 关于 管道 计算 的 几 点 说 明 

(1) 关于 横 管 坡度 的 考虑 : 供水 干 管 一 般 抬头 安装 ， 坡 度 为 0.003， 引 入 口 升 高 处 为 
ЖИ. PERERA (或 自动 排 气 阀 ) 处 为 最 高 点 。 计 算 立 管 高 度 ， 应 取 其 平均 值 。 水 
平 干 管 因 坡度 增加 的 斜 长 ， 由 于 增加 值 甚 微 ， 可 以 忽略 不 计 (为 了 计算 方便 ,本 项 目 任务 
中 的 坡度 均 视 为 平均 后 的 坡度 ) 。 

(2) 实际 安装 时 , 干 管 与 立 管 并 不 在 同一 垂直 立 面 上 : ARME 5 F 4% 483809 Z JÉ 
弯 ， 以 及 立 管 绕 支管 时 的 抱 弯 (俗称 “元 宝 弯 *) (图 3-29) 可 忽略 不 计 ; 如 果 有 短 管 连 
接 (图 3-30)， 应 计算 短 管 长 度 。 


























图 3-29 ZJ 5 JES 图 3-30 干 管 与 立 管 连接 


(3) 散热 器 支管 长 度 的 计算 如 图 3- 31 所 示 。 





立 管 中 心 
至 散热 器 
散热 器 中 心 距 离 中 心 距离 


立 管 双 侧 连接 散热 器 时 支管 长 度 =[ 散 热 器 中 心 焉 离 -( 单 片 散 热 器 厚度 X 片 数 )/2] X 根 数 
立 管 单 侧 连接 散热 器 时 支管 长 度 =[ 立 管 至 散热 器 中 心 距 离 -( 单 片 散热 器 厚度 X 片 数 )2] X 根 数 


3-31 散热 器 支管 长 度 计算 
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з. 供暖 器 具 安装 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 铸铁 散热 器 安装 分 落地 安装 、 挂 式 安装 。 铸 铁 散热 器 组 对 安装 ， 以 “10 片 ”为 
计量 单位 ; 成 组 铸铁 散热 器 安装 按 每 组 片 数 ， 以 “组 ”为 计量 单位 。 

(2) 钢 制 柱 式 散 热 器 安装 按 每 组 片 数 ， 以 “组 ”为 计量 单位 ; 闭 式 散热 器 安装 以 
“ 片 ” 为 计量 单位 ;其 他 成 品 散热 器 安装 以 “组 ”为 计量 单位 。 

G) 艺术 造型 散热 器 按 与 墙 面 的 正 投影 (高 又 长 ) 计算 面积 ， 以 “组 ”为 计量 单位 。 
不 规则 形状 以 正 投影 轮廓 的 最 大 高 度 乘 以 最 大 长 度 计算 面积 。 

(4) 光 排 管 散热 器 制作 分 A 型 、B 型 ， 区 分 排 管 公称 直径 ， 按 图 示 散 热 器 长 度 计算 排 
管 长 度 以 “10m” 为 计量 单位 ， 其 中 联 管 、 支 撑 管 不 计 入 排 管 工程 量 ; 光 排 管 散 热 器 安装 
不 分 A 型 、B 型 ， 区 分 排 管 公称 直径 ， 按 光 排 管 散热 器 长 度 以 “组 ”为 计量 单位 。 





fa 举例 说 明 А 

有 一 热 水 采 暖 工程 ,使 用 了 15 组 由 无 颖 钢管 制作 的 | 光 排 管 散热 器 ， 尺 十 如 图 3 - 32 
所 示 。 试 计算 散热 器 工程 量 。 

根据 定额 要 求 ， 光 排 管 散热 器 的 联 管材 料 消耗 量 已 列 入 定额 ， 只 计算 排 管 工 程 量 。 从 
图 3-32 上 可 知 ， 该 散热 器 为 A 型 光 排 管 散热 器 ，#$159X6 的 无 颖 钢管 为 联 管 ,不 用 计算 其 
长 度 ; 108X4 的 无 颖 钢管 为 排 管 ， 其 长 度 共计 1.2X3X15 一 54(m)。 套 用 定额 10-7-54。 








图 3-32 光 排 管 散热 器 例题 


(5) 暖 风机 安装 按 设备 质量 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(6) 地 板 辆 射 采暖 管道 区 分 管道 外 径 ， 按 设计 图 示 中 心 线 长 度 计算 ， 以 “10om” 为 计 
量 单位 。 保 护 层 〈 铝 销 )、 隔 热 板 、 钢 丝 网 按 设计 图 示 尺 寸 计 算 实 际 铺设 面积 ， 以 
“10m?” 为 计量 单位 。 边 界 保温 带 按 设计 图 示 长 度 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 

(7) 热 媒 集 配 装置 安装 区 分 带 箱 、 不 带 箱 ， 按 分 支管 环 路 数 以 “组 ”为 计量 单位 。 

2) 定额 应 用 说 明 

(1) 散热 器 安装 项 目 是 参考 《国家 建筑 标准 设计 图 集 》 (10K509、10R504) 编制 的 
除 另 有 说 明 外 ， 各 型 散热 器 均 包 括 散 热 器 成 品 支 托 架 (BJ. K) 安装 和 安装 前 的 水 压 试 验 
以 及 系统 水 压 试 验 。 各 型 散热 器 的 成 品 支 托 架 G, EO 安装 ， 是 按 采用 膨胀 螺栓 固定 编 
制 的 ， 如 工程 要 求 与 定额 不 同时 ， 可 按照 本 册 定 额 第 十 一 章 有 关 项目 进 行 调整 。 

(2) 各 型 散热 器 不 分 明 装 、 暗 装 ， 均 按 材 质 、 类 型 执行 同一 定额 子 目 。 

(3) 铸铁 散热 器 按 柱 型 〈 柱 辟 型 ) 编制 ， 区 分 带 足 、 不 带 足 两 种 安装 方式 。 成 组 铸铁 
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散热 器 、 光 排 管 散热 器 如 发 生 现 场 进行 除 锈 刷 漆 时 ， 执行 本 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐 
蚀 、 绝 热 工程 》 相 应 项 目 。 

(4) 钢 制 板式 散热 器 安装 不 论 是 否 带 对 流 片 ， 均 按 安 装 形式 和 规格 执行 同一 项 目 。 钢 
制 卫浴 散热 器 执行 钢 制 单 板 板式 散热 器 安装 项 目 。 钢 制 扁 管 散热 器 分 别 执行 单 板 、 双 板 钢 
制 板式 散热 器 安装 定额 项 目 ， 其 人 工 乘 以 系数 1.2. 

(5) 钢 制 翅 片 管 散 热 器 安装 项 目 包括 安装 随 散热 器 供应 的 成 品 对 流 章 ， 如 工程 不 要 求 
安装 随 散热 器 供应 的 成 品 对 流 章 时 ， 每 组 扣 减 0. 03 TH. 

(6) 钢 制 板式 散热 器 、 金 属 复合 散热 器 、 艺 术 造型 散热 器 的 固定 组 件 ， 按 随 散 热 器 配 
套 供应 编制 ， 如 散热 器 未 配套 供应 ， 应 增加 相应 材料 的 消耗 量 。 

(7) 光 排 管 散热 器 安装 不 分 A 型 、B 型 ,执行 同一 定额 子 目 。 光 排 管 散热 器 制作 项 目 
已 包括 联 管 、 支 撑 管 所 用 人 工 与 材料 。 

(8) 手动 放 气 阀 的 安装 执行 本 册 第 五 章 相应 项 目 。 如 随 散热 器 已 配套 安装 就 位 时 ， 不 
得 重复 计算 。 

(9) 暖 风机 安装 项 目 不 包 括 支架 制作 安装 ， 其 制作 安装 按照 本 册 定 额 第 十 一 章 相应 项 
目 另行 计算 。 

(10) 地 板 辐射 采暖 塑料 管道 敷设 项 目 包 括 了 固定 管道 的 塑料 卡 钉 〈 管 卡 ) 安装 、 局 
部 套 管 敷设 及 地 面 浇 筑 的 配合 用 工 。 如 工程 要 求 固定 管道 的 方式 与 定额 不 同时 ， 固 定 管道 
的 材料 可 按 设 计 要 求 进行 调整 ， 其 系 不 变 。 

(11) 地 板 辐射 采暖 的 隔 热 板 项 目 中 的 塑料 薄膜 ， 是 指 在 接触 土壤 或 室外 空气 的 楼 板 与 
绝热 层 之 间 所 铺设 的 塑料 薄膜 防潮 层 如 隔 热 板 带 有 保护 层 ~( 铝 稍 )， 应 扣除 塑料 薄膜 材料 
消耗 量 。 地 板 辐射 采暖 塑料 管道 在 跨越 建筑 物 的 伸缩 缝 、 沉降 缝 时 所 铺设 的 塑料 板 条 ， 应 按 
照 边界 保温 带 安装 项 目 计 算 , 塑料 板 条 材料 消耗 量 可 按 设 计 要 求 的 厚度 、 宽 度 进行 调整 。 

(12) 成 组 热 媒 集 配 装置 包括 成 品 分 集 水 器 和 配套 供应 的 固定 支架 及 与 分 支管 连接 的 
部 件 。 固 定 支架 如 不 随 分集 水 器 配套 供应 ; 需 现 场 制作 时 .按照 本 册 定 额 第 十 一 章 相 应 项 
目 另行 计算 。 

4. 管道 附件 安装 

1) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 各 种 阁 门 、 补 偿 器 、 软 接头 安装 ， 均 按照 不 同 连接 方式 、 公 称 直径 ， 以 “个 ”为 
计量 单位 。 

(2) 减 压 器 、 朴 水 器 、 倒 流 防止 器 、 热 量 表 组 成 安装 ,按照 不 同 组 成 结构 、 连 接 方 
式 、 公 称 直 径 ， 以 “组 ”为 计量 单位 。 减 压 器 安装 按 高 压 侧 的 直径 计算 。 

(3) 法 兰 均 区 分 不 同 公称 直径 ， 以 “ 副 ” 为 计量 单位 。 

2) 定额 应 用 说 明 

(1) 电磁 阀 、 温 控 阀 安装 项 目 均 包 括 了 配合 调试 工作 内 容 ， 不 再 重复 计算 ; 电磁 阀 检 
查 接线 、 调 试 执行 本 定额 第 五 册 《 建 筑 智能 化 工程 )。 

(2) 减 压 器 、 牙 水 器 安装 均 按 组 成 安装 考虑 ， 分 别 依据 《国家 建筑 标准 设计 图 集 》 
(O1SS105、058407) 编制 。 朴 水 器 组 成 安装 未 包括 止 回 阀 安装 ， 若 安装 止 回 阀 ， 执 行 阀 
门 安装 相应 项 目 。 单 独 安装 减 压 器 、 下 水 器 时 ， 执 行 阀门 安装 相应 项 目 。 

(3) 除 污 器 组 成 安装 依据 《国家 建筑 标准 设计 图 集 》 (038402) 编制 ， 适 用 于 立 式 、 
了 卧 式 和 旋 流 式 除 污 器 组 成 安装 。 单 个 过 滤器 安装 执行 阀门 安装 相应 项 目 人 工 乘 以 系数 1. 2。 
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(4) 热量 表 组 成 安装 是 依据 《国家 建筑 标准 设计 图 集 》 (10K509、108504) 编制 的 。 
如 实际 组 成 与 此 不 同时 ,可 按 法 兰 、 阀 门 等 附件 安装 相应 项 目 计算 或 调整 。 

(5) 倒流 防止 器 组 成 安装 是 根据 《国家 建筑 标准 设计 图 集 》 (125108 -1) 编制 的 ， 按 
连接 方式 不 同 分 为 带 水 表 与 不 带 水 表 安装 。 

(6) 器 有 具 组 成 安装 项 目 已 包括 标准 设计 图 集中 的 旁 通 管 安装 ， 旁 通 连接 管 所 占 长 度 不 
再 另 计 管 道 工 程 量 。 

(7) 器 具 组 成 安装 均 分 别 依据 现行 相关 标准 图 集 编制 的 ， 其 中 连接 管 、 管 件 均 按 钢 制 
管道 、 管 件 及 附件 考虑 。 如 实际 采用 其 他 材质 组 成 安装 ， 则 按 相 应 项 目 分 别 计算 。 器 具 附 
件 组 成 如 实际 与 定额 不 同时 ,可 按 法 兰 、 阀 门 等 附件 安装 相应 项 目 分 别 计算 或 调整 。 

(8) 补偿 器 项 目 包括 方形 补偿 器 制作 安装 和 焊接 式 、 法 兰 式 成 品 补偿 器 安装 ， 成 品 补 
偿 器 包括 球形 、 填 料 式 、 波 纹 式 补偿 器 。 补 偿 器 安装 项 目 中 包括 就 位 前 进行 预 拉 〈 压 ) 
工作 。 

(9) 法 兰 式 软 接头 安装 适用 于 法 兰 式 橡胶 及 金属 挠 性 接头 安装 。 

5. 除 锈 、 刷 油 、 绝 热 工程 

1) 除 锈 、 刷 油 工程 

(1) 工程 量 计算 规则 。 

O 钢管 除 锈 、 刷 油 工程 量 。 按 管道 表面 展开 面积 计算 工程 量 。 

a. 公式 法 计算 : 








5$®1,хххр 
WP 工 一 一 管道 长 度 (m)， 
了 D 一 一 管道 内 径 或 外 径 (Cmo 。 
b. 查 表 法 计算 : 第 二 三 册 定额 的 附录 二 ， 给 出 了 钢管 “绝热 、 除 锈 〈 刷 油 ) 工程 量 
计算 表 ”"， 我 们 可 以 直接 查 表 得 到 管道 除 锈 1C 刷 油 ) 工程 量 。 
O 设备 除 锈 、 刷 油 。 按 设备 外 表面 展开 面积 计算 。 
© 金属 结构 除 锈 、 刷 油 。 用 手工 和 喷射 除 锈 时 ， 按 质量 “100kg” 计 算 。 
@ 铸铁 管 除 锈 、 刷 油 工程 量 。 
а. 按 下 面 公式 计算 : 
S= 工 XrXD 十 承 口 展开 面积 
b. 简化 计算 : 在 实际 工作 中 ， 一 般 习 惯 上 是 将 焊接 钢管 表面 积 乘 系 数 1. 2， 即 为 铸铁 
管 表 面积 (包括 承 口 部 分 )， 即 
S=LXYX1.2 
式 中 I 一 一 铸铁 管 长 度 (m); 
Y 一 一 与 铸铁 管 直径 相同 的 焊接 钢管 表面 积 值 (mè). 
O 暖气 片 除 锈 、 刷 油 工程 量 。 按 暖气 片 散热 面积 计算 。 
© 矩形 通风 管道 刷 油 〈 保 温 层 外 的 防潮 层 和 保护 层面 积 ) 工程 量 。 
S=[2(A+B)+8(1. 058+0. 0041)]XL 
式 中 A 一 一 风 管 长 边 尺 寸 (m); 
B 一 一 风 管 短 边 尺 寸 (m); 
К (п); 
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6 一 一 保温 层 厚 度 (m); 

1.05 调整 系数 。 

Ф 灰 面 、 玻 璃 布 、 白 布 面 、 麻 布 、 石 棉布 面 、 气 柜 、 玛 蹄 脂 面 层 刷 油 工程 量 以 “m2” 
为 计量 单位 。 

(2) 定额 应 用 说 明 。 

O 除 微 锈 时 按 轻 锈 定额 乘 以 系数 0. 20， 因 施工 需要 发 生 的 二 次 除 锈 可 以 另行 计算 。 

© 各 种 管件 、 阀 件 及 设备 上 人 和 孔 、 管 口 凸 止 部 分 的 除 锈 和 刷 油 已 综合 考虑 在 定额 内 ， 
不 另行 计算 。 

@ 金属 面 刷 油 不 包括 除 锈 工 作 内 容 。 

@ 特殊 标志 、 色 环 、 介 质 名 称 及 流向 标示 等 零星 刷 油 ， 执 行 本 章 定额 相应 项 目 ， 其 
人 工 乘 以 系数 2. 0， 材 料 消耗 量 乘 以 系数 1.20. 

© 本 章 定额 中 的 刷 油 项 目 车 实际 采用 喷涂 施工 时 ,执行 刷 油 定额 子 日 人 工 乘 以 系数 
0.45， 材 料 乘 以 系数 1. 16， 增 加 喷涂 机 械 电 动 空气 压缩 机 3a/min (其 台 班 消耗 量 同调 
整 后 的 合计 工 日 消耗 量 )。 

2) 绝热 工程 

(1) 工程 量 计算 规则 。 

O 设备 简体 或 管道 绝热 层 。 

а. 公式 计算 法 : 














У=хх 604-1. 036) X 1. 036X L. 
式 中 吃 一 一 设备 简体 或 管道 直径 Cm ; 
0 一 一 绝热 层 厚度 (m); 
1. 00 一 一 调整 系数 ; 
[一 一 设备 简体 或 管道 长 度 (m)。 

b. ARA 按照 保温 层 厚度 ， 直 接 查 阅 定额 第 十 二 册 的 附录 二 ,得 到 管道 绝热 工程 其 。 

© 矩形 通风 管道 绝热 层 。 

V =[2(A+B) X1. 036+4X1.036X2]X L 

(2) 定额 应 用 说 明 。 

Ф 管道 绝热 工程 中 ， 均 已 包括 管件 保温 ; 阀门 、 法 兰 保温 除 棉 席 (被 ) 类 、 纤 维 类 
散 状 保温 材料 单列 外 ， 其 他 保温 材料 项 目 中 均 已 考虑 阀门 、 法 兰 保温 ， 其 工程 量 需要 按 定 
额 附 表 中 给 定 的 数量 计算 ,执行 相应 的 管道 绝热 定额 项 目 。 

O 设备 绝热 工程 ， 在 计算 工程 量 时 不 扣除 人 孔 、 接 管 开 孔 面积 。 

© 聚氨酯 泡沫 塑料 安装 子 目 执行 泡沫 塑料 相应 子 目 。 

Ф 保温 卷 材 安装 执行 相同 材质 的 板材 安装 项 目 . 其 人 工 、 铁 线 消耗 量 不 变 ， 但 卷 材 
日 量 损耗 率 按 3. 1% 考 虑 。 

O 复合 成 品 材料 安装 执行 相同 材质 瓦 块 (或 管 壳 ) 安装 项 目 。 复合 材 料 分 别 安装 时 
应 按 分 层 计算 ， 内 层 保 温 层 外 径 视 为 管道 直径 。 执 行 定额 时 ， 按 不 同 的 材质 分 别 执行 相应 
定额 项 目 。 

О 在 管道 绝热 工程 中 ,根据 绝热 工程 施工 及 验收 规范 ， 保 温 厚 度 大 于 100mm、 保 冷 
厚度 大 于 75mm 时 ,或 设计 要 求 保温 厚度 小 于 100mm、 保 冷 厚度 小 于 75mm 需 分 层 施工 
时 ， 应 分 层 计算 工程 量 ， 并 分 别 套用 相应 定额 项 目 。 
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O 矩形 管道 绝热 按 设计 要 求 需要 加 防 雨 坡度 时 ， 其 增加 的 工程 量 另 行 计 算 ， 执 行 相 
应 的 定额 。 
@ 聚氨酯 泡沫 塑料 发 泡 安装 ， 是 按 无 模具 直 喷 施工 考虑 的 。 若 采用 有 模具 浇注 安 
装 ， 其 模具 〈 制 作 安装 ) 费 另 行 计算 ， 由 于 批量 不 同 ， 相差 悬殊 的 ， 可 另行 协商 ， 分 次 
数 挫 销 。 发 泡 效果 受 环 境 温 度 条 件 影响 较 大 ,环境 温度 低 于 15Y 时 应 采取 措施 ， 其 费 
用 另 计 。 
@ 关于 下 列 各 项 费用 的 规定 。 
а. 镀 锌 铁皮 保护 层 厚 度 按 0. 8mm 以 下 综合 考虑 ， 若 厚度 大 于 0. 8mm 时 ， 其 人 工 乘 
以 系数 1. 2。 
b. 卧 式 设备 铁皮 保护 层 安装 ,其 人 工 乘 以 系数 1. 05。 
с. 铝 皮 保护 层 执行 镀 锌 铁皮 保护 层 安装 项 目 ， 主 材 可 以 换算 车 厚度 大 于 lmm 时 ， 
其 人 工 乘 以 系数 1.2 
d. 采用 不 锈 钢 薄板 作 保 护 层 ， 执 行 金属 保护 层 相应 项 生 其 人 工 乘 以 系数 1.25， 钻 
头 消耗 量 乘 以 系数 2. 0， 机 械 乘 以 系数 1. 05. 
е. 现场 补 口 补 伤 等 零星 绝热 工程 ， 按 相应 材质 定额 项 目 ， 甚 人工、 机 械 乘 以 系数 
2.0， 材 料 消耗 量 乘 以 系数 1.2. 
6. 消耗 量 定额 相关 费用 的 规定 
1) 采暖 工程 定额 (第 十 册 ) 相关 费用 的 规定 
采暖 工程 系统 调整 费 ， 按 采暖 系统 工程 人 工 费 的 ТОНЕ. 其 费用 中 人 工 费 占 35%. 
其 他 见 本 书 “ 项 目 2” 相 应 内 容 。 
2) 刷 油 、 绝 热 工 程 定额 (第 十 二 册 ) 相关 费用 的 规定 
(1) 下 列 费用 可 按 系数 分 别 计 取 。 
DO 脚手架 搭 拆 费 :- 刷 油 、 防 腐蚀 工程 按 定额 人 工 费 的 7%; 绝热 工程 按 定额 人 工 费 的 
10%; ЖЕ ДЕЙМЕ 35%。 
© 操作 高 度 增加 费 ， 工业 工程 以 设计 标高 士 0. 00 为 基准 ， 民 用 工程 以 地 面 或 楼 地 面 
为 基准 ， 当 操作 物 高 度 超过 十 6m 时 ， 超 过 部 分 工程 量 按 定 额 人 工 、 机 械 费 乘 以 表 3- 3 的 


















































表 3-3 操作 高 度 增加 费 系数 表 
操作 物 高 度 (m) <30 <50 <70 >70 
系 数 1.20 1.50 1.70 1.95 

















(2) 关于 金属 结构 的 说 明 。 

O 大 型 型 钢 : H 型 钢 结构 及 任何 一 边 大 于 300mm 以 上 的 型 钢 . 均 以 “10m?” 为 计量 
单位 。 

О йш. 除 管 廊 上 的 平台 、 栏 杆 、 梯 子 及 大 型 型 钢 以 外 的 钢 结构 等 均 为 管 廊 ， 以 
“100kg” 为 计量 单位 。 

© 一 般 钢 结构 : 除 大 型 型 钢 和 管 廊 以 外 的 其 他 钢 结构 ， 如 平台 、 栏 杆 、 梯 子 、 管 道 
支 吊 架 及 其 他 金属 构件 等 ， 均 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

Ф 由 钢管 组 成 的 金属 结构 ， 执 行 管道 相应 子 目 ， 人 工 乘 以 系数 1. 20. 
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表 3-4 ”采暖 工 程 量 计算 书 
定额 编号 项 目 名 称 单位 н ш 计算 公式 








供 干 :(2.5 十 1.3)( 室 外 进 户 管线 ) (地 沟 
内 ) 十 [13( 竖 向 总 立 管 ) 十 (6 十 2.1 十 6 十 
1.2 十 3.6X8 于 5.7 一 0.5)(@ 一 四 轴线 之 
67. 66 间 左 右 方向 管线 ) 十 4.9( 沿 @ 轴 线 外 墙 右 





镀 锌 钢管 DN50 кир: 侧 前 后 管线 ) 十 1. 1( 沿 加 轴线 左 侧 前 后 管 
(焊接 连接 ) 地 上 51.50 qd 线 ) 汗 1,2( 沿 四 轴线 外 墙 右 侧 前 后 管线 )] 
地 沟 16.16 4 | "地 上 ) 
10-2-38 回 干 :[(3.6X4 一 0.36)( 沿 四 轴线 外 墙 
左 侧 前 后 管线 ) 十 (2.5 十 0.9) (室内 出 户 
管 管 线 )]( 地 沟 内 ) 
EH: 
1. ЕНН DN50 m 68.67 10. 15/1067. 66 一 68. 67(m) 
2. 采暖 室内 钢管 焊接 
管件 DN50 个 8.79 1. 30/10X67. 66=8. 7904) 





Ф 供 干 :[(1.6 十 3.6X2 一 0.5)( 沿 四 轴 
线 外 墙 右 侧 前 后 管线 ) 十 (5.2 十 3.6 尖 2) 
( 沿 四 轴线 外 墙 内 侧 左右 管线 )]( 地 上 ) 





95:50 © 回 干 :[(3.6 一 0.5 十 3.6X2 十 1.2 十 6 十 
ee а ^^ жыю |: 1+6—0.sy Фани л 
Жир 80 间 门 外 左右 管线 ) 十 (2 十 3.6)( 卫 生 间 左 
侧 增 外 前 后 管线 ) 十 3. 6( 沿 四 轴线 外 增 左 
ше 侧 前 后 管线 ) 十 0.5( 引 入 口 旁 通 管 )]( 地 
沟 内 ) 
主 材 : 
1. ВЕРЯ DN40 m 56.33 10. 15/10 Х 55. 50= 56. 33(m) 
2. 采暖 室内 钢管 焊接 
管件 DN40 + 4.72 0. 85/10 Х 55. 50 一 4.72( 个 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 数 量 计算 公式 
O 供 干 : [(3.6 一 0.5 十 3.6 十 1. 2 十 6 十 
Iei 2.1 二 6 十 1.085 一 0.4 十 0.75)( 沿 四 轴线 
外 墙 左右 管线 ) 十 (3.6X3 一 0.8 十 0.4) 
钢管 DN32 tp, 
o ә „з a | GE@ 负 组 外 寺内 侧 前 后 管线 )]( 地 上 
sQ s: * © 回 干 : [(1.6 十 3.6 十 1.8)( 沿 轴线 外 
i ` 墙 内 侧 前 后 管线 ) 十 (5.7 十 3.6 一 0.5 十 0.2) 
| ( 沿 四 轴线 外 墙 内 侧 左 右 管线 )]( 地 沟 内 ) 
ЕМ: 
1. ИРИ DN32 т 50. 59 10. 15/10<49. 84= 50. 59(т) 
2. 采暖 室内 钢管 焊接 
管件 DN32 个 4.19 0.847102 49. 84 一 4. 19( 个 ) 
@- Т: (3.6 十 1.2)( 沿 四 轴线 外 墙 内 
侧 管线 )( 地 上 ) 
@ EF: [(5.7 一 0.5 十 3.6X3 十 1.2 十 
0.5)( 四 一 加 轴线 之 问 左 右 方 向 管线 ) 十 
197.45 (3.6X2 一 1)( 沿 @ 轴 线 右 侧 前 后 管线 )] 
镀 锌 钢管 DN25 其 中 : (地 淘 内 ) 
(螺纹 连接 ) A 地 上 171. 60 GAHE: [(13 十 0.4) X12 十 1.2X3(6.7.8 
地 沟 25. 85 号 立 管 敷设 于 三 层 顶 板 下 的 水 平 段 )]( 地 上 ) 
тоате Фа КТАР Ой E): 
0.2х12 
© 立 管 至 回 水 干 管 的 水 平 管线 (地 沟 内 ): 
0.2X12 
ЕМ: 
1. ВЕРЕЯ DN25 т 191.53 9. 70/10 Х 197. 45=191. 53(m) 
2. 采暖 室内 镀 锌 钢管 
螺纹 管件 DN25 + 243.06 12. 31/10 Х 197. 45=243. 06( 个 ) 
支管 : 
D 立 管 双 侧 连接 散热 器 : 
20 片 20 片 : [3.6 一 0.06X(20 十 20) 二 2]X2 
18 片 18 片 : [3. 6—0. 06X (18+18)+2]X2 
148. 20 17 片 17 片 : [3.6 一 0.06X(17 十 17) 二 2]X4 
镀 锌 钢管 DN20 | @ T, 
10-2-13 (螺纹 连接 ) m (全 部 地 上 ) 18 片 16 片 : [3. 6—0. 06X (18+16)+2]X2 














16 片 14 片 : [3.6 一 0.06X(16 十 14) 二 2]X2 
15 片 13 片 : [3.6 一 0.06X(15 十 13) 二 2]X4 
D 立 管 单 侧 连 接 散热 器 : 

20 Ж: [1.8—0.06х20-+2]х4 

19 Ж: [1. 8—0. 06X 19+2]X2 












































定额 编号 项 目 名 称 单位 и жш 计算 公式 
18 片 : [1. 8 一 0.06X18 二 2]X6 
ио 17 Ж: [1. 8—0. 06X17+2]X 20 
镀 锌 钢管 DN20 оү 16 片 ; [1. 8 一 0.06X16 二 2]X8 
(螺纹 连接 ) 15 片 : [1. 8—0. 06X15+2]X10 
14 Fr: [1. 8—0. 06X 14—2]X 18 
10-2-13 13 Ж. [1. 8—0. 06X 13+2]X12 
EH: 
Т. 镀 锌 钢管 DN20 m 143.75 9.70/10X 148. 20=143. 75(m) 
2. 采暖 室 内 镀 锌 钢管 
螺纹 管件 DN20 ыа 185. 84 12. 54/10 148. 20= 185. 84( 个 ) 
ЖЕП PEF PK FE Ж ЖЫ АСА а 组 Е гоу A19 片 1 组 ;18 片 6 组 ;17 r 
落地 安装 (20 片 以 内 ) | 14 组 
ЕМ: 
1. 成 组 铸铁 散热 器 4 
( 带 足 )20 片 
10-7-9] 2 成 组 铸铁 散热 器 1 
( 带 足 )19 片 组 1. 00% 散热 器 工程 最 
3. 成 组 铸铁 散热 器 6 
( 带 足 )18 片 
4. 成 组 铸铁 散热 器 14 
GF) 17 H: 
БН И Pk EE Ж Ж W hh 28 组 РА 16 片 6 组 ;15 片 7 组 ;14 片 10 组 ;13 片 
落地 安装 (16 片 以 内 ) | 8 组 
EH: 
1. 成 组 铸铁 散热 器 6 
( 带 足 )16 片 
10-7-8) 2 成 组 铸铁 散热 器 7 
( 带 足 )15 片 组 1.00X 散 热 器 工程 量 
3. 成 组 铸铁 散热 器 10 
( 带 足 )14 片 
4. 成 组 铸铁 散热 器 8 
( 带 足 )13 片 
法 兰 闸阀 DN50 ae 2 引入 口 处 
10-5-39| +; 
法 兰 闸阀 DN50 + 2 1.00X2 一 2( 个 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 к жш 计算 公式 
522 DN40 + 1 引入 口 处 
10-5-38| Æt; 
= н DN40 + 1 1.00X1 一 1( 个 ) 
丝 扣 铜 球阀 DN25 + 26 立 管 上 .下 端 处 24 4°; ЭНЕГЕ 2 个 
10-5-3 Е 
丝 扣 铜 球阀 DN25 个 26. 26 1.01X26 一 26. 26( 个 ) 
散热 器 温 控 阅 DN20 | 个 56 散热 器 进 水 支管 处 
10-5 - 33 ES 
RREI DN20 | 个 56 1.0%56= 5604) 
自动 排 气 阅 DN25 А 2 供水 王 管 起 始 端 处 
10-5-30 ЕМ: 
自动 排 气 闪 DN25 W 2 1.0X2=2( 个 ) 
手动 放风 阀 $10 个 56 
10=5=31 主 材 ; 
手动 放风 阀 $10 56.5 1.01\х 56= 56. 56( 个 ) 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 | 副 2 JANA 
10-5-139 pł: 
ЖР DN50 | 片 4 2X2=4 H) 
碳 钢 平 煤 法 兰 DN40 | BJ 1 引入 口外 
10-5-138| +#, 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN40 | 片 2 2X1 王 2( 片 ) 
压力 式 温度 计 РЕ a 
(毛细 管 长 2m 以 内 ) | ^ 2 ТАРИ 
6-1-11 
EM: 
插座 带 丝 堵 套 2 1.0X2 一 2( 套 ) 
压力 表 ( 就 地 安装 ) 块 2 引入 口 
6-1-46 EM: 
1. 取 源 部 件 套 2 1.0X2=2( 套 ) 
2. 仪表 接头 套 2 1.0X2=2( 套 ) 
管道 支架 制作 k Seos 1. 08X 26 = 28. 08 (kg) (数据 来 源 见 工 
o САНЕ зке Ар | ВЫ 程 概况 ) 
主 材 : 
лоха 角钢 kg 29.48 105. 0/100 Х 28. 08 一 29. 48(kg) 

































































定额 编号 项 目 名 称 单位 数 量 计算 公式 
管道 支架 安装 
10-11-6 ki 28.08 1.08X26 一 28. 08(kg)( 同 上 ) 
( 单 件 质量 5kg 以 内 ) | 6 e 
镀 锌 钢管 DN25( 立 管 ):2. 86/10X[(13 十 
品 管 ¿ DN32 
йн ns + 47.02 0.0X12 十 1. 2X3(6.7.8 号 立 管 数 设 于 三 层 
顶板 下 的 水 平 段 )]( 地 上 ) 二 47. 02( 个 ) 
10-11-12 
ЕМ: 
# DN 25 成 品 
енне 成 品 | 套 49.37 1.05X47.02 一 49. 37( 套 ) 
管 卡 
Ф DN508TZ 管 处 4 个, 横 管 处 7 个 ( 供 
一 般 穿 墙 钢 套 管制 作 ë 19 РАЛАТ X 4) 
安装 DN50 以 内 GDN40: 横 管 处 8 个 ( 供 干 4 个 、 回 干 
10-11-27 «А 
A) 
Ett: 
焊接 钢管 DN80 m 6:04 0.318X19=6.04(m) 
Ф DN32: 横 管 处 9 个 ( 供 干 6 个 、 回 干 
般 穿 增 钢 套 管制 作 a 
i 60 “DN25: 3 个 ( 供 干 1 个 . 回 干 
BEDNI ИҢ А @ DN25 B 个 ( 供 十 1 个、 回填 
10-11-26 2 个 )， 
立 管 处 4x12 二 48( 个 ) 
ЕМ: 
焊接 钢管 DN50 m 19,08 0. 318Х60=19. 08(m) 
一 般 穿 墙 钢 套 管制 作 |, 
16 DN20: 支管 处 8 十 8 一 16( 个 ) 
安装 DN20 以 内 ' a ! 
10-11-25 
м. 
焊接 钢管 DN32 m 5.09 0.318X16=5. 09(m) 
DN20: L = 148.20m, 5 = 148. 20 X 
8. 45/100=12. 52(m°) 
DN25: L = 171. 60m, S = 171. 60 X 
10. 59/100 一 18. 17(m°) 
地 上 管道 刷 银 粉 漆 š КЕТ, DN32:L=33. 84m, S= 33. 84 X 13. 32/ 
95—18 = I 100=4.51(m°) 
кзз DN40:L=20. 07m, 8 = 20. 07 X 15. 17/ 
100=3.14(m°) 
DN50:L=51. 50m, S= 51. 50 X 18. 94/ 
100=9.75(m2) 
主 材 : 
EE kg 3.22 0. 67/10 48. 09 一 3. 220 ке) 




















( 续 ) 









































定额 编号 项 目 名 称 单位 и жш 计算 公式 
地 上 管道 刷 银 粉 漆 А 48:09 同 定额 编号 12 - 2 — 22* 地 上 管道 银 粉 
Р m 4 ч ка. 
ж 漆 第 一 遍 ” 计 算 公式 
12-2-23 
主 材 : 
银 粉 漆 kg 3.03 0.63/10X48.15=3. 03(kg) 
(20X4 十 19X1 十 18X6 十 17X14 十 16X 
散热 器 刷 银 粉 漆 一 过 | m° 366. 68 6 二 15X7 十 14X10 十 13X8) X 0.412 一 
12-2-132 890 Х 0. 412=366. 68(m?) 
EH: 
银 粉 漆 kg 19. 80 0. 54/10 366. 68=19. 8(kg) 
DN25:L=25. 85т.У = 25. 85 X 0. 627/ 
100=0. 162(m°) 
DN32:L=16. 00m, V = 16. 00 X 0. 712/ 
地 沟 内 管道 保温 岩 棉 瓦 ， 
100=0.114(mš) 
JZ 30mm, 直径 57mm | ms 0. 687 
2 DN40:L=34. 80m, V = 34. 80 X 0. 769 / 
12-4-20 ns 100=0. 268(ms 
=0. т?) 
DN80;1L.=16. 16m.V = 16. 16 X 0. 885/ 
100=0.143(mš) 
al 3 0.708 1. 03X0. 687=0. 708(m?) 
w т” . 03 e ж, вст 
DN25:L=25. 85m, 525. 85 X 30. 38/ 
100=7. 85(m?) 
DN32:L=16. 00m, S=16. 00 Х 33. 11/ 
地 沟 内 管道 保温 层 А 7 100=5. 30(m2 ) 
外 缠 玻 璃 丝 布 一 道 DN40:L=34. 80m. S=34. 80 X 34. 96/ 
12-4-135 100=12. 17(m’) 
DN50:L=16. 16m, S=16. 16 X 38. 73/ 
100=6. 26(m?) 
ЕЯ 2 14.21 14.0/10X31.58=44. 21(m2) 
m? 4. s .58 一 44. 21(m 
玻璃 丝 布 
地 沟 内 管道 布 面 ЗУЕВ 同 定额 编号 12 -4 - 45“ Bb 28 8 Н fa: 
ш? 56 
刷 沥青 漆 一 遍 温 层 外 缠 玻 璃 丝 布 一 道 " 计 算 公 式 
12-2-180 
EH: А " 
kg 16.29 5. 2/10X31. 58=16. 29(kg) 





煤 焦油 沥青 漆 Lo1 - 17 
































定额 编号 项 目 名 称 单位 数 量 计算 公式 
12-1-7 同 定额 编号 10 - 11 - 1“ 管 道 支架 制作 ” 
管道 支 28. 
быу 管道 支架 人 工 除 微 锈 | kg 28. 08 计算 公式 
管道 支架 剧 红 丹 k Sev 同 定额 编号 10- 11- 1" 管道 支架 制作 ” 
访 锈 漆 第 一 这 : = 计算 公式 
12-2-55 
=: kg 0.33 1. 16/100Х 28. 08=0. 33(kg) 


醇 酸 防 锈 漆 Соз - 11 




















管道 支架 刷 红 丹 Ë m 同 定额 编号 10 - 11 - 1* 管 道 支架 制作 ” 
йй Сй N ы 计算 公式 
12=2-56 
s РИИ без. E 0.27 0, 95/100X28.08=0. 27(kg) 
ШЕТ | А 同 定额 编号 10 - 11 - 1* 管 道 支架 制作 ” 
第 一 人 ` 计算 公式 
12-2-60 
PAA kg 0.09 0.33/100X 28. 08=0. 09(kg) 
ШЕРТ: ЖИН Ме 间 定 额 编号 10- 11 -1* 管 道 支架 制作 ” 
ГЕ j 2 计算 公式 
12-2-61 
a kg 0.08 0. 29/100 X 28. 08=0. 08 (kg) 














3. 3 жишш ишана араш 
工程 量 清单 编制 


分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 











采暖 工程 项 目 和 刷 油 绝热 项 目的 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 ， 分 别 使 用 《通用 安装 工程 
工程 量 计算 规范 》(GB 50856—2013) 附录 K 和 附录 M. 43-5 和 表 3-6。 
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#з-5 采暖 工 程 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 
项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 煞 锌 钢管 、 钢 管 、 不 锈 钢管 、 铀 管 、 铸 铁 管 、 塑 
031001 ea 料 管 、 复 合 管 、 直 理 式 预 制 保温 管 、 承 插 陶 瓷 缸 瓦 管 、 承 插 水 
т 泥 管 及 室外 管道 碰头 共 11 个 分 项 工程 项 目 
031002 支架 及 其 他 本 节 包 括 管道 支架 、 设 备 支架 、 套 管 共 3 个 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 各 种 螺纹 阀门 、 螺 纹 法 兰 阀门 、 焊 接 法 兰 阀 门 
带 短 管 甲乙 阀门 、 塑 料 阀门 、 减 不 器 、 疏 水 器 、 除 污 器 (过滤 
031003 管道 附件 器 ) 、 补 偿 器 、 软 接头 〈 软 管 )、 法 兰 、 倒 流 防止 器 、 水 表 、 热 
量 表 、 塑 料 排水 管 消声器 、 浮 标 液 面 计 、 浮 标 水 位 标尺 共 17 个 
分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 铸铁 散热 器 、 钢 制 散热 器 、 其 他 成 品 散热 器 、 光 
031005 供暖 器 具 排 管 散 热 器 、 暖 风机 、 地 板 辐射 采暖 、 热 媒 集 配 装置 、 集 气 饶 
共 8 个 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包 轿 变频 给 水 设备 、 稳 压 给 水 设备 、 匹 负 压 给 水 设备 
дй. 太阳 能 集 热 装置 、 地 源 (水 源 、 气 源 ) 热泵 机 组 、 除 
031006 采暖 、 给 排水 设备 | 砂 器 、 水 处 理 器 、 超 声波 灭 灌 设备 、 水 质 净化 器 、 紫 外 线 杀菌 
设备 、 热 水 器 〈 开 水 炉 ) 消毒 器 (消毒 柜 )、 直 饮水 设备 、 水 
箱 共 15 个 分 项 工程 项 目 
ee 采暖 二 空调 水 工程 本 部 分 包括 采暖 工 程 系统 调试 、 空 调 水 工程 系统 调试 共 2 个 
系统 调试 分 项 工程 项 目 
表 3-6 刷 油 、 绝 热 工程 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 
项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 管道 刷 油 、 设 备 与 矩形 管道 刷 油 、 金 局 结构 刷 油 、 
031201 刷 油 工程 铸铁 管 /暖气 片 刷 油 、 灰 面 刷 油 、 布 面 刷 油 、 气 柜 刷 油 、 玛 蹄 脂 
面 刷 油 、 喷 漆 共 9 个 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 设备 绝热 、 管 道 绝 热 、 通 风 管道 绝热 、 阀 门 绝热 、 
031208 绝热 工程 法 兰 绝热 、 喷 涂 /涂抹 、 防 潮 层 /保护 层 、 保 温 盒 /保温 托盘 共 8 





个 分 项 工程 项 目 








BA 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 任务 实施 


根据 本 项 目 中 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 工程 量 计算 书 GK 3-4) 和 《通用 安装 工程 工程 
量 计算 规范 》(GB 50856—2013). 编制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 3-7。 








表 3-7 分 部 分 项 工程 量 清单 表 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 


标 段 : 第 


页 共 





项 目 编 码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


计量 


工程 量 





031001001001 


йш 


. 安装 部 位 : 室内 

. 输送 介质 : АЖ 

. 材质 : 镀 锌 钢管 

规格 : DN50 

. 连接 方式 :焊接 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


m m = гю е 


67.66 





031001001002 


йш 


. 安装 部 位 : 室内 

. 输送 介质 : 热 水 

. 材质 : 镀 锌 钢管 
规格 : ОМО 

. 连接 廊 式 ， 焊接 

. 妹 力 试验 及 冲洗 ， 按 规范 要 求 


anaw 一 


m 





031001001003 


镀 锌 钢管 


.安装 部 位 ， 室 内 

. 输送 介质 ， 热 水 

. Ий: 镀 锌 钢管 

. 规格 ，DN32 

. 连接 方式 ;焊接 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


anp ыо NE 


m 


49. 84 





031001001004 


镀 锌 钢管 


< 安装 部 位 :室内 

. 输送 介质 ， 热 水 

. ый. RE 

. 规格 : DN25 

. 连接 方式 : 螺纹 连接 

. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


о m > о юл 


т 


197.45 





031001001005 


镀 锌 钢管 


1. 安装 部 位 : 室内 

2. 输送 介质 : 热 水 

з. 材质 : RE 

4. 规格 : DN20 

5. 连接 方式 : 螺纹 连接 

6. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 


148. 20 





031002001001 


1. 材质 : | 40X4 角钢 
2. 管 架 形式 : 单 件 质量 一 5kg 的 固定 
支架 


kg 


28.08 








031002001002 








镀 锌 钢管 DN25 成 品 管 卡 











I reas ШЛУ 


( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 





031002003001 


Ро оз 


名 称 、 类 型 : 一 般 穿 墙 套 管 
材质 : 焊接 钢管 
规格 : DN50 以 内 


. 填料 材质 沥青 麻 丝 





031002003002 


= @ мю н 


名 称 、 类 型 : 一 般 穿 墙 套 管 


. 材质 ， 焊接 钢管 


规格 : DN32 以 内 


. 填料 材质 : 沥青 麻 丝 


60 





031002003003 


套 管 


> @ > = 


. 名 称 、 类 型 一般 穿 墙 套 管 
. 材质 ， 焊接 钢管 

. 规格 ，DN20 以 内 

. 填料 材质 ， 沥青 麻 丝 


16 





031003001001 


© 


> ое 


„ 类 型 \ MK aR MEIN 
. 材质 : 铜 质 

г 规格， DN20 

. 连接 方式 : 螺纹 连接 





031003001002 


б 


Blw о 一 


. 9): QUF- TET HERA 
. 材质 ， 铜 质 

. 规格 ，DN25 
TERNA: 螺纹 连接 


26 





031003001003 


ж 


= о оюу 


. 类型， ZP88 - 1 立 式 自动 排 气 阀 
. 材质 铜 质 

. 规格 : DN25 

. 连接 方式 : 螺纹 连接 





031003001004 





Зас 


Ф @ ә 


. 类 型 : 手动 放风 阀 
. 材质 : 铜 质 

. 规格 : $10 

. 连接 方式 : 螺纹 连接 





031003003001 


烛 接 法 兰 阀门 


Ф о = 


. 类 型 ， ZAAT- 16 闸阀 
. 材质 : 碳 钢 

. 规格 : DN40 
. 连接 方式 : 法 兰 连接 





16 





031003003002 





焊接 法 兰 阀门 





ое орг 


. 类 型 : Z44T- 16 闸阀 
. 材质 ， 碳 钢 

. 规格 : DN50 
. 连接 方式 : 法 兰 连接 














项 目 3 











项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


计量 
单位 





17 


031003011001 


. 材质 : 碳 钢 
. 规格 : DN50 
. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 


ы мә = 


KI 





031003011002 


1. 材质 : 碳 钢 
2. 规格 : DN40 
з. 连接 形式 : ЖАМ 





031005001001 


1. 型 号 、 规 格 : TZY -6-8 

2. 安装 方式 成 组 落地 安装 \(20 片 
以 内 ) 

з. ERER: КМ 


КЧ 





20 


031005001002 


1. 型 号 MW: TZY-6-8 

2. 安装 方式 7 成 组 落地 安装 (16 片 
Шр) 

З. 托 架 形式 : 厂 配 





ES 





21 


030601001001 


温度 仪表 


1. 名 称 ， 不力 式 温度 计 
2. 类 型 : 压力 式 ; 
3. 规格 :毛细 答 长 2m 以 下 








22 


030601002001 


压力 仪表 


1. 名 称 : MEIR 
Фу. Y- 60 
З.Ж: 就 地 安装 





23 


031201001001 


管道 刷 油 


1. 油漆 品种 : 银 粉 漆 
2. REA: 两 过 


48. 09 





24 


031201003001 


金属 结构 刷 油 


1. 除 锈 级 别 : 
2. 油漆 品种 : 
3. 结构 类 型 : 
4. ЖЫ. 


人 工 除 微 锈 
红 丹 防 锈 漆 
两 过 


kg 


28.08 





031201003002 


金属 结构 刷 油 


1. 油漆 品种 : 
2. 结构 类 型 : 
З. 涂 刷 遍 数 : 


银 粉 漆 
ШЕ: 


kg 


28.08 





26 


031201004001 


暖气 片 刷 油 


1. 油漆 品种 : 
2. RERA: 


银 粉 漆 
=й 


366. 68 





27 





031201006001 





布 面 刷 油 





布 面 品 
油漆 品 





юе 


: 玻璃 丝 布 
: 沥青 漆 
Жый: 一 


一 中 











Wiz 安装 工程 计量 与 计价 8 


( 续 ) 





项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 





1. 绝热 材料 品种 : 岩 棉 管 壳 
28 | 031208002001 管道 绝热 2. 绝热 厚度 : 30mm т? 0. 708 
3. 管道 外 径 : 57mm 以 内 








1. 材料 : 玻璃 丝 布 
29 | 031208007001 保护 层 2. 层 数 : 一 层 mê [31.58 
3. 对 象 ， 管道 
采暖 工程 1. 上 供 下 回 低温 热 水 采暖 系统 
30 | 031009001001 系统 1 

















系统 调整 2. 管道 工程 量 :， 518.65m 


С &\ 9 





НЕЧЕ ЗЕЕ АЕА а йз T 82 КЁ T AFE. 
从 识 读 工程 图 纸 入 手 ， 详 细 介绍 .也 采暖 与 刷 油 绝热 工程 的 工程 量 计算 规则 ， 相 应 的 消 


耗 量 定额 使 用 注意 事项 ， 以 及 ]《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 中 对 应 的 内 容 。 通 过 
学 习 本 项 目 内 容 ， 培 养 学 生 独 立 编 制 采暖 和 刷 油 绝热 工程 计量 文件 的 能 力 。 





CEWKI 站 


一 、 单 项 选择 题 

1. 蒸汽 采暖 系统 中 设 玖 水 器 的 作用 是 〈 Da 

A. 排除 空气 В. 排出 蒸汽 

C. 阻止 凝结 水 通过 D. AKA 

2. 采暖 系统 有 热 补偿 作用 的 辅助 设备 是 ( J 

A. 伸缩 器 В. #08 С. 除 污 器 D. 减 压 器 


3. 能 表示 出 供暖 系统 的 空间 布置 情况 、 散 热 器 与 管道 空间 连接 形式 , 设备、 管道 附 
件 等 空间 关系 的 是 Ns 


A. 平面 图 B. 系统 图 C. 详 图 D. 设计 说 明 

4. 安装 工程 消耗 量 定额 中 规定 ， 采暖 管道 室内 外 以 入 口 阅 门 或 建筑 物 外 墙 皮 的 ( 。 ) 
m 为 界 。 

A. 1.0 B. 0.5 С. 3.0 "”. 1.5 

5. 除 微 锈 时 按 轻 锈 定额 乘 以 系数 ( ), 

А. 0.2 В. 0.4 COS D. 0.8 


油 绝热 工程 计量 








6. 采暖 系统 的 阀门 安装 工程 量 应 按 不 同 ( )、 规 格 ， 分别 以 “个 ”为 单位 计算 。 

A. 型 号 В. #9] С. 公称 直径 D. 连接 形式 

Т. 某 工 程 采暖 管道 要 求 除 锈 刷 底 漆 后 用 玻璃 棉 保 温 (厚度 35mm)， 外 缠 玻 璃 丝 布 一 
层 ， 再 涂 沥青 漆 一 遍 。 在 计算 工程 量 时 ， 其 中 玻璃 丝 布 的 单位 是 )。 


А. m B. 10m С. т? D. më 
二 、 判 断 题 
І. 采暖 系统 的 基本 组 成 为 热源 、 管 道 系统 和 散热 设备 。 ú ) 


2. 铸铁 散热 器 组 对 安装 的 计量 单位 为 “组 ”。 
з. 采暖 工程 系统 调整 费 ， 按 采暖 系统 工程 人 工 费 的 10% 计 算 ， 其 费用 中 人 工 费 占 


25%. Ë ) 
4. 采暖 管道 工程 量 统计 时 ， 需 要 扣除 阀门 所 占 的 长 度 。 ) 
5. 安装 工程 消耗 量 定额 中 ,采暖 室 内 直 埋 塑料 管道 是 指数 设 巴 室内 地 坪 下 或 墙 内 的 
由 采暖 分 集 水 器 连接 散热 器 及 管 井 内 立 管 的 塑料 采暖 管 段 < ( ) 


6. 统计 工程 量 时 ,采暖 管 道 绝热 的 计量 单位 同 管道 安装 不 同 ， 单 位 为 立方 米 。 ( ) 
7. 在 建筑 物 层 数 大 于 6 层 或 建筑 物 高 度 超过 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 上 进行 安装 


时 ， 应 计算 建筑 物 超 高 增加 费 。 € ) 
8. 采暖 管道 安装 定额 中 均 已 经 包括 支架 制作 安装 。 ( ) 
9. 在 计算 除 锈 、 刷 油 工程 量 时 ， ЛТ, КОП, ЖААЗ. воме, @,4& 

在 定额 消耗 量 中 ， 无 需 另外 计算 。 € ) 
10. 室外 采暖 管道 不 分 架空 \ Mb ҖЕ. REI 连接 方式 列 项 。 人 ) 
三 、 计 算 题 


图 3-33 一 图 3 一 36 为 济南 市 区 某 住宅 机 械 循环 热 水 采 暖 系统 。 请 在 认真 识 读 该 工程 
项 目 图 纸 的 前 提 下 3 计算 该 项 目的 工程 量 小 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 概况 如 下 。 

(1) 本 工程 管材 为 焊接 钢管 ，DN 二 32 为 焊接 连接 ， 其余 为 丝 接 。 

(2) 管 径 除 图 上 注 明 者 外 ，L2 立 管 为 DN25， 其 余 立 管 及 接 散 热 器 支管 均 为 DN20。 
所 有 接 散 热 器 立 管 的 顶端 和 末端 安装 丝 扣 铜 球 闪 各 一 个 ， 规 格 同 管 径 。L2、L5、L6 立 管 
接 散 热 器 供 、 回 水 支管 上 均 安 装 丝 扣 铜 球 痿 一 个 ， 规 格 同 管 径 。 

(3) 双 侧 连接 散热 器 ， 两 散热 器 中 心 距 为 3.3m。 单 侧 连接 散热 器 ， 立 管 中 心 距 散 热 
器 中 心 1. бт. 

(4) 散热 器 选用 TZY2 -6 一 8 铸铁 柱 姻 型 散热 器 (其 主要 技术 参数 见 表 4 一 3), 采用 
成 组 落地 安装 。 每 组 散热 器 均 安装 $10 手动 放风 阀 一 个 。 

(5) 所 有 地 上 明 装 管道 人 工 除 微 锈 后 ,， 刷 红 丹 防 锈 漆 二 遍 ， 再 刷 银 粉 漆 二 遍 。 散 热 器 
现场 刷 银 粉 漆 。 

(6) 所 有 地 沟 内 管道 均 保温 ,采用 岩 棉 瓦 块 6 二 40mm， 外 缠 玻 璃 丝 布 一 层 ， 玻璃 丝 
布 面 不 刷 油漆 。 

(7) 管道 穿 墙 、 楼 板 及 地 面 加 一 般 钢 套 管 。 管 道 穿 楼 板 、 穿 墙 孔 洞 及 管道 安装 完毕 后 
的 堵 洞 均 由 土建 考虑 完成 ， 此 项 目 暂 不 计算 。 

(8) 管道 支架 : 供 回 水 干 管 设置 由 角钢 L_ 40X4 制作。 每 个 单 件 平均 质量 1.08kg， 共 
19 个 ,支架 人 工 除 微 锈 后 刷 红 丹 防 锈 漆 二 遍 ， 再 刷 银 粉 漆 二 遍 ; 立 支 管 采用 成 品 管 卡 。 


安装 工程 计量 与 计价 








(9) 干 管 坡度 i 二 0.003 (本 工程 暂 不 考虑 坡度 ) 。 
(10) 未 尽 事宜 ， 执 行 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关 规 定 。 
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图 3-33 一 层 采暖 平面 图 




































































ZP-1 自 动 排 气 交 
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图 3-34 标准 层 采 暖 平面 图 
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E 2900 y} 6600 {12% Zp-! 型 自动 排 气 国 
I 11.50 DN20 
i=0.003 N25 — 130 
+ | | | 1 иное 
9 Í i i i DN20 
£ 
Га [н] 
Е 
【项 目 3 自 测 
练习 答案 】 
-0.40 
O y Z i= 0.003 
S $ 
5 250 Lovs —5 == 
Ы 2200 6600 1600 1900 
Н + —% у + 





图 3-36 采暖 管 道 系统 图 1 (后 半 部 分 ) 


筑 电 气 工 程 计 量 





, 入 } 
° \ № 


тийяълтакинакьх, ЗЭ каначняга, 建筑 防 雷 
зна ы: 为 工程 计量 英 定 好 基础 。、 
2. 熟悉 建筑 电气 工程 消耗 量 定额 国内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 
з. 掌握 建筑 电气 工程 量 计算 规则 能 熟练 计算 其 工程 重 。 
1 熟悉 建筑 电气 工程 量 清音 项 目 设置 的 内 容 ， ¿aliia тнк +®. 


usss x 

1. 采用 多 媒体 等 多 种 信息 化 教学 手段 ;以 实际 工程 为 载体 ， 讲解 建筑 电气 工程 消耗 
量 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 — 

2. 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 建筑 电气 工程 量 计算 规则 、 工 程 量 清单 项 目 设 置 的 内 容 
及 工程 量 清单 的 编制 方法 。 


有 工作 个 务 

依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 ) (SD 02 一 31 一 2016)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 ) (GB 50856 一 2013) 等 资料 ， 计 算 下 面 某 商 务 办 公 楼 一 层 电器 照明 工程 和 防 雷 接地 
工程 的 工程 量 ， 并 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 概况 如 下 。 

d) 图 4-1 一 图 4-5 为 某 商 务 办 公 楼 电气 照明 和 防 雷 接地 工程 施工 图 ， 本 工程 结构 
形式 为 框架 结构 ， 基础 采用 管 板 基础 ; 建筑 面积 为 2717. 12m2 ， 建 筑 高 度 为 17. 60m; 地 
上 五 层 ， 一 层 层 高 为 4. 2m， 二 至 四 层 层 高 为 3. 5m， 五 层 层 高 为 2. 3m， 其 中 一 至 四 层 为 
办 公 室 ， 五 层 为 机 房 。 在 一 层 设 一 个 配 电 室 ， 二 至 四 层 各 设 一 个 电气 小 间 。 

(2) 220/380V 配 电 系统 。 

D 负荷 等 级 : 本 工程 为 三 级 人 负荷。 


项 目 4 з= т 


O 供电 电源 : 本 工程 从 园区 变 配 电 室 穿 钢管 理 地 引入 三 路 220/380V 电源 JX1 一 3， 
三 相 四 线 ， 分 别 给 本 楼 照明 及 动力 负荷 供电 。 

О 配 电 系 统 : 电源 进 户 后 在 配 电 室 总 配 电 柜 内 进行 零 线 重 复 接地 及 电力 分 配 ; 低压 
配 电 系 统 采用 220/380V 放射 式 与 树干 式 相 结合 的 方式 。 

图 导线 选择 及 救 设 : 配 电 干线 采用 YJV - 0. 6/1kV 电力 电缆 ; 普通 照明 支线 选用 BV- 
450/750V $R; BOLAR BARREA TARK; 每 层 水 平 线路 均 穿 钢管 在 现 浇 板 内 
瞳 数 设 ， 在 管线 密集 处 施工 时 应 尽量 避免 交叉 。 

(3) 电气 照明 系统 。 

(D 光源 视 不 同情 况 选用 荧光 灯 及 节能 灯 作 为 基本 光源 ， 吸 顶 安 装 。 为 节能 和 提高 功 
EAK., 荧光 灯 采 用 三 基色 Т8, Т5 直 管 荧光 灯 配 置 优质 低 谐 波 电子 镇 流 器 。 

O 照度 标准 : 会 议 室 、 办 公 室 300Lx， 卫 生 间 、 走 麻 75Lx F> 

О 配 电 支线 均 采用 BV - 0. 45/0.75kV 导线 穿 钢管 数 设 4 照明 、 插 座 分 别 由 不 同 的 支 
路 供电 。 

Ф 安装 高 度 低 于 2. 4m 的 或 工 类 灯具 ， 均 增加 一 根 PE- 线 保护 。 

(4) 设备 选 型 、 安 装 及 导线 选择 、 敷 设 。 

O 本 工程 配 电 柜 选 用 XL-21 型 动力 柜 , > 配 电 箱 选 用 非 标 产品 ， 由 配 电 箱 厂 家 根据 本 
设计 配 电 系统 图 制作 ; 配 电 箱 安装 方式 及 规格 详 见 配 电 箱 系统 图 。 

@ 所 有 开关 、 插 座 均 选用 86 系列 产品 ， 所 有 开关 均 为 距 地 1. 3m ÈR., MEB 箱 下 沿 
距 地 0. 4m 瞳 装 ， 所 有 插座 均 选 用 安全 型 。 

图 各 种 灯具 型 号 、 规 格 及 安装 方式 详 见 主要 设备 材料 表 。 

(5) 防 触电 安全 保护 系统 。 

@@ 采 用 TN-C5S 接 地 系统 ， 零 线 自 进 线 柜 内 做 重复 接地 后 ，PE 线 与 N 线 严 格 分 
开 ， 凡 正常 情况 下 不 带电 而 当 绝 缘 破 坏 局 呈现 电压 的 所 有 电气 设备 金属 外 过 及 单 相 三 极 插 
Eike., HER PE 线 可 靠 连 接 。 

O 在 配 电 室 内 设 总 等 电位 联结 箱 (MEB)， 进 出 建筑 物 的 所 有 金属 管道 ， 如 电气 进 户 
钢管 均 用 40mm> 4mm 45395 MEB 箱 内 接地 端子 可 靠 联结 。 

О 所 有 插座 回路 均 设 有 漏电 开关 ， 漏电 保护 电流 为 30mA (8500), 

(6) 建筑 防 雷 与 接地 系统 。 

O 本 工程 年 预计 雷击 次 数 为 0.042， 防 雷 等 级 为 三 类 。 建 筑 的 防 雷 装置 满足 防 直击 
雷 、 防 雷电 感应 及 雷电 波 的 侵入 ， 并 设置 总 等 电位 联结 。 

ORAE: 屋顶 接 闪 带 采用 410 镀 锌 圆 钢 ， 接 闪 带 网 格 不 大 于 20mX20m 或 
24mX 16m, 

图 引 下 线 : 利用 建筑 物 外 墙 部 分 结构 柱 内 对 角 四 根 主 筋 通 长 焊接 作为 引 下 线 ， 引 下 
线 上 部 与 屋顶 接 闪 带 可 靠 焊 接 +。 下 部 与 联合 接地 极 可 靠 焊接 ; 引 下 线 距 地 0.5m 做 测 
试点 。 

图 接地 极 : 将 基础 底板 上 下 两 层 主 筋 沿 建筑 物 外 圈 焊 接 成 环形 ， 并 将 主轴 线 上 的 
基础 梁 上 下 两 层 两 根 主 筋 通 长 焊接 、 绑 扎 成 网 ， 与 车 库 结 构 钢筋 可 靠 焊 接 作为 联合 接地 
极 ， 接 地 电阻 要 求 不 大 于 19。 建 筑 物 四 角 的 外 墙 引 下 线 在 距 室 外 地 面 上 0. 5m 处 设 测试 
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PO >" S201-C16 LI|WLI Bv-3X25-SCI5-FWC 二 应 忠明 
Ку. = 5 S201-C16 L2|WL2 BV-3X2.5-SC15-FWC 卫生 间 照 明 
PAW | 150 S261-C16 L3|WL3 BV-3X2.5-SC15-FWC 休息 区 照明 
IA) |253 5201-С16 L1|WL4 BV-3X2.5-SC15-FWC 大 厅 昭 明 
5201-С16 12 |15 BV-3X2.S-SC15-FWC 办 公 照明 
Nl EE з-с L3|WL6 BV-3X2.5-SC15-FWC О 
ТІМ160 8503р 95201-С20 30mA L1I|WXI BV-3X4-SC20-FWC РТТ 
үүө AUX 20, вш сш, 30тА__12/%/Х2 BV-3X4-SC20-FWC КОРТ 
N GS201-C20 30mA L3|WX3 BV-3X4-SC20-FWC 普通 插座 
GS201-C20 30mA LI|WX4 BV-3X4-SC20-FWC 普通 插座 
ШШ ы озо зо 30mA__L2|WX5 BV-3X4-SC2-FWC ‚ ее 
x = 普通 插座 
«шюр, 30mA__L3|WX6 BV-3X4-SC20-FWC EME 
S201-C20 L1|WX7 BV-3%X4-SC20-FWC auns 
5201-С16 i 
S261-C20 L| н 
ni S201-C20 Ll| 各 用 
- 层 照 明 配 电 箱 БЕЛЕЕ 
图 #4-1 照明 配 电 箱 系 统 图 
强 电 设备 材料 表 
强 电 部 分 
序号 名 称 规格 安装 方式 
1 普通 动力 配 电 箱 详 见 系 统 图 详 见 系统 图 
2 普通 照明 配 电 箱 详 见 系统 图 详 见 系统 图 
3 应 急 照明 配 电 箱 详 见 系统 图 详 见 系统 图 
4 吸 项 灯 1X22W 吸 项 安装 
5 防水 灯 1X22W 吸 项 安装 
6 双 管 荧光 灯 2X36W 吸 项 安装 
7 ХУАНЕ (AMRA), ЯЙ ААК | 1X36W 80min) 吸 项 安装 
8 BERAT Waira) 2 8W(30min) 距 地 2.5m 壁 装 
9 安全 出 口 指示 灯 (内 附 镍 饥 电 池 ) 1X3W [1 1:02 
10 ARGERIA (A А rB qa) 1X3W(30min) 距 地 0.5m 暗 装 
11 朴 散 指示 灯 ( 内 附 镍 铺 电 池 ) 1X3W(30min) 距 地 0.5m 暗 装 
12 声 光 控 延 时 开关 10A 中 地 1.3m 暗 装 
13 单 、 双 、 三 、 四 联 单 控 开 关 10A 距 地 1.3m 暗 装 
14 单 相 二 极 加 三 极 电源 插座 10A ИО зт 
15 раи АЕ ЕСА 10А 距 地 1.5m 暗 装 
16 ой 详 设备 专业 详 设备 专业 
17 总 等 电位 联结 箱 (MEB) 详 见 系统 图 ШО. Ат Ж 




















图 4-2 设备 材料 表 
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4.1 建筑 电气 工程 识 图 基本 知识 


4.1.1 


10kV 以 下 架空 配 电线 路 工程 基本 知识 


1. 电力 系统 与 输 配 电线 路 的 概念 
电力 系统 是 由 各 种 电压 等 级 的 电力 线路 将 发 电厂 、 变 电 所 和 电力 用 户 联系 起 来 的 一 个 


发 电 、 输 电 、 





配 电 和 用 电 的 整体 。 























架空 线路 是 用 电 杆 将 导线 悬空 架设 ， 进 行 电能 传送 的 电力 线路 :> 它 的 作用 是 输送 和 分 
配 电能 ， 按 功能 常 把 架空 线路 分 为 输电 线路 和 配 电线 路 两 大 类 ,输电 线路 是 指 发 电厂 至 各 
个 变 电 所 的 线路 ; 配 电线 路 是 指 各 个 变 电 所 至 各 个 具体 用 户 的 线路 。 通 常 将 35kV 以 上 的 


叫 输电 线路 ， 

















35kV 以 下 的 叫 配 电线 路 ， 如 图 4=6 所 示 。 


пп 0 
Г 
发 电厂 (用 户 ) 





3.15 一 15.7kV 35 一 500kV 6 二 10kV 380/220V 


© Op | 高 压 ОО 高 压 | 90 低压 


变 压 输电 线 变压器 WBR ”变压器 配 电线 
ну" жи зел, == „=> 


жщ) 区 域 变 电 所 用 户 
4-6 输电 线路 与 配 电线 路 示意 图 





2. 架空 配 电 线路 的 组 成 
架空 配 电 线路 由 电 杆 、 横 担 、 金 具 、 绝 缘 子 、 导 线 及 拉线 组 成 ， 如 图 4-7 所 示 。 


) 电 杆 


10kV 以 下 架 


电 杆 用 于 支撑 导线 。 按 照 材质 不 同 , 电 杆 可 分 为 木 杆 、 钢 筋 混凝土 杆 、 金 属 杆 。 


空 配 电线 路 一 般 采 用 钢筋 混凝土 杆 (俗称 水 泥 电 杆 ); 按照 在 配 电 线路 中 的 作 


用 不 同 ， 电 杆 可 分 为 直线 杆 〈Z) 、 耐 张 杆 (N)、 转 角 杆 (J)、 终 端 杆 СЮ), Pa (F), 


BRIT K), 


Кш: а 











接 户 杆 或 进 户 杆 等 ， 如 图 4-8 所 示 。 
是 对 电 杆 地 下 部 分 的 总 体 称呼 它 由 底盘 、 卡 盘 和 拉线 盘 组 成 。 底 盘 和 卡 盘 











均 是 用 混凝土 预制 的 ， 底 盘 是 用 来 固定 电 杆 的 ， 卡 盘 是 用 来 避免 电 杆 倾斜 的 ， 拉 线 盘 用 来 





固定 电 杆 拉线 。 


2) 横 担 











横 担 装 在 电 杆 的 上 端 ， 用 来 安装 绝缘 子 、 固 定 开关 设备 及 避雷 器 等 。 横 担 按 材质 可 分 
为 木 横 担 〈 现 在 已 不 使 用 ) 、 铁 横 担 、 陶 瓷 横 担 。 
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低压 横 担 





> = 


+ 
埋 深 为 杆 长 
的 16 


拉线 盘 





> 
Бик ERKE 





转角 杆 


图 4-8 各 种 电 杆 在 线路 中 的 位 置 示意 图 


3) 绝缘 子 (俗称 瓷 瓶 ) 

绝缘 子 用 来 固定 导线 ,并 使 导线 与 导线 间 ， 导 线 与 横 担 间 ， 导 线 与 电 杆 间 保 持 绝缘 ， 
同时 也 承受 导线 的 垂直 荷 重 和 水 平 荷 重 。 架 空 配 电线 路 常用 绝缘 子 有 : 针 式 绝缘 子 、 蝶 式 
绝缘 子 、 悬 式 绝缘 子 、 拉 紧 绝 缘 子 ， 如 图 4- 9 所 示 。 绝 缘 子 有 高 压 (6kV、10kV、35kV) 
和 低压 (lkV) 之 分 。 



































三 





4) 金具 (ЧР 
在 敷设 架空 线路 中 横 担 的 组 装 、 绝 缘 子 的 安装 、 导 线 的 架设 及 电 杆 拉 线 的 制作 等 
都 需要 一 些 金属 附件 ,这些 金属 附件 统称 为 线路 金具 。 例 如 ， 横 担 固 定金 具 〈 穿 心 螺 
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栓 、 环 形 抱 籍 等 ) 、 线 路 金具 〈 挂 板 、 线 夹 等 )、 拉 线 金 具 〈 心 形 环 、 花 篮 螺 栓 等 )， 如 


图 4-10 所 示 。 
Š à 9 Ї | i \ 
5) 拉线 
拉线 在 架空 线路 中 ， 是 用 来 平衡 电 杆 各 方向 的 拉力 ， 防 止 电 杆 弯曲 或 倾倒 的 。 因 此 ， 


图 4-10 金具 
在 承 力 杆 上 (终端 杆 、 转 角 杆 、 耐 张 杆 )， 均 需 安 装 拉线 。 常 用 拉线 有 : 普通 拉线 、 人 字 
拉线 ( 抗 风 拉 线 )、 水 平 拉线 、 马 形 拉线 、V (Y) 形 拉 线 等 ， 如 图 4-11 所 示 。 其 中 拉线 
规格 有 35mm2 、70mm2 120mm? 等 。 


Тм Лх ТК. T 


(a) 普通 拉线 (b) 人 字 拉 线 (中 水平 拉线 (9 弓形 拉线 (e) V(Y) 形 拉线 
图 4-11 电 杆 拉线 



































6) 导线 

导线 的 主要 作用 是 传导 电流 ， 还 要 承受 正常 的 拉力 和 气候 影响 ， 因此， 要 求 导 线 应 有 
一 定 的 机 械 强 度 和 耐 腐蚀 性 能 。 架 空 配 电线 路 导线 主要 使 用 绝缘 线 和 裸 线 两 类 ， 在 市 区 或 
者 居民 区 应 尽量 使 用 绝缘 线 ， 以 保证 安全 。 架 空 导线 在 结构 上 可 分 三 类 : 单 股 导线 、 多 股 
导线 、 复 合 材料 多 股 绞 线 。 架 空 配 电 线路 常用 裸 线 种 类 是 铝 绞 线 、 钢 芯 铝 绞 线 等 。 

架空 导线 型 号 由 汉语 拼音 字母 和 数字 两 部 分 组 成 ， 字母 在 前 ， 数 字 在 后 ， 见 表 4- 1。 
架空 线路 常用 图 例 符 号 见 表 4- 2。 
表 4-1 导线 型 号 标识 方法 举例 





























导线 种 类 代表 符号 导线 型 号 举例 型 号 含义 
单 股 饥 线 L L-10 标 称 截面 面积 10mm t А 28 
лына LJ 16-16 标 称 截面 面积 16mm 的 多 股 铝 绞 线 

4 线 部 分 标 称 截 面 面 积 35mm? , 825 
kun sS; ые Pear iae И С 
单 股 铜 线 T T-6 标 称 截面 面积 6mm 的 单 股 铜 线 
多 股 铜 绞 线 т] TJ-50 标 称 截 面 面 积 50mm? 的 多 股 钢 绞 线 
钢 绞 线 GJ GJ-25 标 称 截 面 面 积 2mm 的 钢 绞 线 














项 目 4 и е4 





表 4-2 架空 线路 常用 图 例 符号 














图 形 符号 说 m 图 形 符号 说 m 

—O— 架空 线路 © 单 接 腿 杆 

—40— 双 横 担 СӨ 双 接 腿 杆 

—01— 单 模 担 O 规划 设计 的 变 电 所 
kV-A 





拉线 一 般 符 号 


杆 上 规划 设计 的 变电站 





сыч 


水 平 拉线 


运行 的 变 电 所 





Оо 





有 V 形 拉线 的 电 杆 


电缆 线路 基本 知识 


1. 电缆 的 作用 及 分 类 
电缆 线路 和 架空 线路 在 电力 系统 中 的 作用 完全 相同 ， 都 作为 传送 和 分 配 电能 之 用 ， 由 














杆 上 运行 的 变电站 





于 电缆 线路 具有 运行 可 靠 、 不 易 受 外 界 因素 影响 等 优点 ， 被 越 来 越 多 地 用 于 工业 与 民用 建 


筑 ， 特 别 是 高 层 建筑 的 配 电线 路 中 。 电 缆 线 路 的 电缆 按 其 结构 及 作用 可 分 为 电力 电缆 、 控 
制 电缆 K、 电 话 电缆 了 、 信 号 电缆 、 射 频 同 轴 电 缆 ; 电缆 按 电压 可 分 为 低压 电缆 (小 于 


КУ), ЖЕ: 电缆 按 芯 数 分 有 


结构 。 








图 4-12 电缆 及 其 结构 


2. 电缆 的 型 号 表示 方法 














SS、 四 芯 、 五 芯 等 。 如 图 4- 12 所 示 为 电缆 及 其 


导体 
绝缘 层 
隔离 层 

铝 塑 复合 带 
外 护 套 


我 国电 缆 产 品 的 型 号 均 采用 汉 请 拼音 和 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 按 照 。 【电力 电缆 、 控 制 电 绕 


及 电缆 基本 结构 】 


电缆 结构 的 排列 顺序 为 : 绝缘 材料 、 导 体 材 料 、 内 护 层 、 外 护 层 。 





用 汉语 拼音 的 大 写字 母 表示 绝缘 种 类 、 导 体 材 料 、 内 护 





层 材料 和 结构 特点 ;用 阿拉 


伯 数 字 表 示 外 护 层 构成 ， 有 两 位 数字 ， 无 数字 表示 无 铠 装 层 、 无 外 被 层 ， 第 一 位 数字 表 
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示 铠 装 类 型 ， 第 二 位 数字 表示 外 被 层 类 型 。 表 4-3 所 列 为 电缆 型 号 中 的 字母 含义 及 排 














列 顺序 。 
表 4-3 电缆 型 号 中 的 字母 含义 及 排列 顺序 

类 з | 绝缘 种 类 ssas] ЮРЕ 其 他 特征 MAE 
电力 电费 (不 表示 ) |2 一 纸 绝缘 ужасне |D 一 不 清流 [БЕЛЕ ARAM 
K 一 控制 电缆 V 一 聚 氧 乙烯 TY 一 聚 乙烯 护 套 |Ен 
esan (хива H „һи [сузш | ^ + 

сок T- A о Поне EEN 
ү-вахиая eea | ои рита C анир то 
наи ов kpe (р ы. 
RETE 下 一 氧 本 橡胶 护 套 |2 一 直流 ын 























电线 型 号 、 和 额定 电压 和 规格 表示 方法 是 在 型 号 后 再 加 让 说明 额定 电压 、 
面积 的 阿拉 伯 数 字 。 


fa 举例 说 明 A 


ЖОШ 


V V42-103X50 RTAS, RACHA, MAREK, ЖЗ СЮРЕ, HEEE 
10kV、 三 芯 、 标 称 截面 积 50mmz 的 电力 电缆 。 


另外 ， 阻 燃 电缆 在 代号 前 加 ZR; 耐火 电缆 在 代号 前 加 NH. 
常见 电力 电缆 型 号 见 表 4 - 4; 常见 控制 电缆 型 号 见 表 4 一 5。 
表 4-4 -常见 电力 电缆 型 号 
































常见 型 号 
名 称 用 途 
铜 芯 铝 芯 
YJV WLV Wiad a s 可 数 设 在 室内 、 隧 道 及 管道 中 
交 联 聚 氯 乙烯 绝 缘 钢 带 铠 装 聚 氧 乙烯 
Уз» Voz 适宜 埋 їй. 不 适宜 管 Ë 
Ү]Уз» YJLV;: PRERJES 适宜 埋 地 敷设 ， 不 适宜 管道 内 敷设 
聚 所 乙烯 绝缘 聚 氯 乙烯 护 套 电 力 电费 кү 
УУ VLV 护 套 电力 电缆 可 数 设 在 室内 、 隧 道 及 管道 中 
Ууз» VLV жагыннан К ETA BS CDR. ЖЕТ ТОН dik 
PJ B bz {Е ЖА ME АЧ 41 ER 09 ЖО, 
ҮҮ ҮСҮ & KEE а 
1 1 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 烯烃 护 套 电 力 电缆 | 隧道 及 管道 中 
ҮҮ, ҮЛҮ, 交 联 聚 乙烯 绝缘 钢 带 铠 装 聚 烯烃 护 套 适宜 对 无 卤 低 烟 有 要 求 时 埋 地 敷设 ， 
j СЕТЕ 不 适宜 管道 内 数 设 
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表 4-5 常见 控制 电缆 型 号 



































m s 名 ж # a| 标 称 截面 
KVV ТҮТТҮ 
KVVVP ETATE TAESTE 
KVVPP2 ЖЕ Z M EE E E TA P $S ЛЕ ИСТЕ al ra Ж 
KVV22 ETATE TERETI, 
KPR ТТТ та 
2—6 0.5 一 10 2 
KVVRP ERAZI ESOR ALPARI EAK ii ш 
кууроо 1 TIR AUZ AER HE DAS IH LAR SERERE 
B 
TETA ETTA 
Т 
з. 电缆 敷设 方法 


1) 埋 地 敷设 〈 又 称 电缆 直 埋 ) 

电缆 埋 地 青 设 是 指 沿 已 确定 的 电缆 线路 挖掘 沟 道 ， 将 电费 埋 在 控 好 的 地 下 沟 道内 ， 如 
图 4-13 所 示 。 因 此 电线 直接 埋设 在 地 下 不 需要 其 他 设施 ,施工 简单 ， 成 本 低 ， 电 线 的 散 
热 性 能 好 。 一 般 沿 同一 路 径 敷 设 的 电费 根 数 较 少 〈8 RATO WOE RRK SR 
此 类 方法 。 








4-13 电缆 埋 地 敷设 


2) 电缆 沟 甫 设 

当 电 缆 根 数 大 于 6 时 ， 宜 采用 电缆 沟 或 者 电 
线 隧道 敷设 。 电 绕 隧 道 是 尺寸 较 大 的 电缆 沟 ， 是 
用 砖 砌 或 用 混凝土 浇筑 而 成 的 ， 沟 顶部 用 钢筋 混 
凝 土 六 板 羡 住 。 沟 内 装 有 电缆 支架 ,电缆 均 挂 在 
支架 上 ， 如 图 4- 14 所 示 。 支 架 可 以 为 单 侧 也 可 
以 为 双 侧 。 

D ши? 图 4- 14 电缆 沟 数 设 

电缆 明 敷 可 以 直接 敷设 在 构架 上 ， 也 可 以 使 
目 支架 或 者 钢 索 敷设 ， 一 般 在 车 间 、 厂 房 内 ,在 安装 的 支架 上 用 卡子 将 电缆 固定 。 
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4) 电缆 穿 保护 管 敷设 

先 将 保护 管 甫 设 好 ， 再 将 电费 穿 人 管内 ， 管 内 径 不 应 小 于 电缆 外 径 的 1.5 f ЖН 
要 有 0.1% 的 坡度 。 电 缆 保护 管 的 管材 有 多 种 ,定额 中 列 有 和 铸铁 管 、 混 凝 土 管 、 石 棉 水 泥 
管 、 钢 管 、 塑 料 管 。 

5) 电缆 桥架 敷设 

电费 桥架 也 称 为 电缆 托 架 ， 有 的 没有 托盘 ， 有 的 加 个 盖 。 桥架 的 高 度 一 般 为 50 一 
100mm。 电 费 桥 架 广 泛 应 用 于 宾馆 饭店 、 办 公 大 楼 、 工 矿 企 、 业 的 供 配 电线 路 中 、 特别 是 在 
高 层 建筑 中 。 常 用 桥架 有 楼 式 电缆 桥架 、 梯 级 式 电缆 桥架 、 托 盘 式 电缆 桥架 和 组 合 桥架 四 
大 类 ， 如 图 4-15 所 示 。 前 三 种 桥架 备 有 护 畦 ， 需 要 配 护 音 的 可 在 订货 时 注 明 或 按照 护 单 
型 号 订货 ， 其 所 有 配件 均 通 用 。 

















2 m | 
maa % > >, — <> € 
š з Я 
в 8. E. 
e SY ~ HV 4 оаа 
сейил (а) 模式 电费 桥架 (b) 梯级 式 中 费 桥 架 (с) 托盘 式 电费 桥架 
4-15 “电缆 桥架 
4. 电缆 接头 


电缆 数 设 好 后 为 使 其 成 为 一 个 连续 的 线路 ， 各 线段 必须 连接 为 一 个 束 
体 ， 这 些 连接 点 则 称 为 接头 。 电 缆 线 路 西 未 端的 接头 称 为 终端 头 ， 中 间 的 接 
头 称 为 中 间 头 。 电 缆 接 头 按 线 芯 材料 可 分 为 铝 芯 电费 头 和 铜 蕊 电缆 头 ， 按 安 

МЕТ 装 场所 分 为 户 内 式 和 户外 式 # 按 电 颖 买 制作 材料 分 为 干 包 式 、 环 氧 树脂 浇注 
[6398251 、 式 和 热 缩 式 三 类 。 









21У ”建筑 电气 照明 系统 基本 知识 


建筑 电气 照明 系统 一 般 是 由 变 配 电 设施 通过 线路 
有 3 
要 由 进 户 装置 、 室 内 配 电 装置 、 室 内 配 管 配 线 、 照 明 
ыы ылла о 

1. 进 户 装置 

电源 从 室外 低压 配 电线 路 接线 入 户 的 设施 称 为 进 
户 装置 。 电 源 进 户 方式 有 两 种 方式 : 低压 架空 进 线 和 
电缆 埋 地 进 线 。 

1) 低压 架空 进 线 

架空 线 进 户 装 置 由 进 户 线 横 、 绝 缘 子 、 引 下 线 、 
进 户 线 和 进 户 管 组 成 ， 如 图 4- 16 所 示 。 其 中， 进 户 
图 4-16 低压 架空 进 户 线 线 以 前 部 分 属于 外 网 安装 工程 ， 进 户 线 横 担 属于 室内 
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照明 工程 。 进 户 线 横 担 的 安装 方式 有 一 端 埋 设 和 两 端 埋设 两 种 。 

2) 电缆 埋 地 进 线 

在 照明 工程 中 只 考虑 低压 电缆 终端 的 制作 与 安装 ， 其 引 接 电线 的 
安装 属于 外 网 工程 。 3 

2. 照明 控制 设备 【常用 电气 控制 设备 

电气 照明 工程 中 的 控制 设备 有 照明 配 电 箱 〈 盘 ) 、 配 电 板 等 ， 其 及 低压 电器 】 
中 最 常用 的 是 照明 配 电 箱 〈 图 4- 17)。 进 户 线 进 入 室内 后 ， 先 经 总 配 [Is] mp] 
ER. 再 到 供电 干线 ,然后 到 分 配 电 箱 ， 最终 送 到 各 用 电 设 备 回路 。 ЕЈ O) 
MER Сй) 的 作用 是 对 各 回路 电能 进行 分 配 、 控 制 ， 同 时 对 各 回路 [а] 
电 进 行 计量 和 保护 。 

配 电 箱 GO 根据 用 途 不 同 可 分 电力 配 电 箱 〈 盘 ) 和 照明 配 电 箱 
( 盘 ); 根据 安装 方式 可 分 为 (封闭 悬挂 式 ) 
H, RAR 暗 装 和 落地 安装 等 ;根据 制 
E 材 质 可 分 为 铁 制 、 木 制 及 塑料 制品 ， 按 产 
品 划分 有 定型 产品 [标准 配 电 箱 ( 盘 )]、 非 
定型 成 套 配 电 箱 [ 非 标准 配 电 箱 ( 盘 )] 及 现 
场 制 作 组 装 的 配 电 箱 〈 盘 ) 。 

3. 室内 配 管 、 配 线 

数 设 在 建筑 物 内 的 配 线 ， 统称 为 室内 配 
线 ， 也 称 室内 配 线 工 程 。 根 据 房 屋 建筑 结构 
及 要 求 的 不 同 ， 室 内 配 线 又 分 为 明 配 和 上 暗 配 



























































【室内 配 电 箱 安装 】 











两 种 。 明 配 是 歼 设 于 墙壁 V- 项 棚 的 表面 等 处 ， тїзї RAREN 
暗 配 是 敷设 于 墙壁 < DUM. Жр ЖН ЛЕЙН. MEEDET, ЖИЫ ТН 
FR. 


根据 线路 用 途 和 供电 安全 要 求 ， 配 线 可 分 为 线 管 配 线 、 夹 板 配 线 、 绝 缘 子 配 线 、 楷 板 
配 线 、 线 槽 配 线 、 塑 料 钢 钉 线 卡 配 线 等 形式 。 

线 管 配 线 包 括 配 管 和 管内 穿线 两 项 工程 内 容 。 

线 管 配 线 常 用 管材 有 钢管 〈 包 括 水 煤气 管 、 焊 接 钢 管 、 电 线 管 等 ) 、 塑 料 管 〈 包 括 硬 塑 
料 管 配 线 、 半 硬 塑 料 管 配 线 等 )、 普 利 卡 金属 套 管 等 ， 如 图 4- 18 所 示 。 








图 4-18 线 管 配 线 


配 管 工程 完成 后 ， 进 行 线 管内 穿 绝 缘 导 线 。 线 管内 穿 绝缘 导 线 的 总 截面 面积 不 能 大 了 
线 管 截面 面积 的 40%。 常 用 绝缘 导线 的 型 号 及 名 称 见 表 4 -6。 


T 
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表 4-6 常用 绝缘 导线 的 型 号 、 名 称 及 用 途 

























































































型 号 名 称 用 ЕЗ 
BX(BLX) 铜 ( 铝 ) 芯 橡皮 绝缘 导线 适用 于 交流 500V 以 下 、 直 
BXF(BLXF) 铜 ( 铝 ) 芯 毛 丁 橡皮 绝缘 导线 流 1000V 以 下 的 电气 设备 及 
BXR 铜 芯 橡 皮 绝缘 软 导 线 照明 装置 
BV(BLV) ЕЛС З АСЕ TR 
BVV(BLVV) HOB) 538 8 Z 6 6 8k 88 д Z Mbi ЖЕ аа 适用 于 交流 500V AF. E 
BVVB(BLVVB) АСЕ ЧА СЕЕ ач 流 1000 V 以 下 的 各 种 电气 装 
BVR 铜 芯 聚 氧 乙 焕 绝缘 软 导线 置 .电工 仪表 、 仪 器 .电信 设备 
ZR- BV 阻 燃 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 导线 及 动力 照明 线路 固定 敷设 
NH-BV 耐火 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝 缘 导 线 
BBX 铜 芯 橡皮 绝缘 玻璃 丝 纺织 线 适用 于 室内 外 明 装 固定 甫 
BBLV 铝 芯 橡 皮 绝 缘 玻 璃 丝 纺织 线 设 或 穿 管 敷设 

导线 的 文字 标注 形式 为 : 

a—b(cXd)e— f 

式 中 a 导线 的 编号 ; 

b 导线 的 型 号 ; 
导线 的 根 数 ; 
的 截面 面积 Стата?) 
e 一 一 线路 的 敷设 方式 ( 表 4 一 7); 
j 一 一 线路 的 敷设 部 位 С 4-8). 
表 4-7 线路 敷设 方式 一 览 表 
序 号 名 称 旧 符 号 新 符 号 

1 Ж А © 
2 Ж M E 
3 铝 皮 线 卡 QD AL 
4 电缆 桥架 CT 
5 金属 软 管 F 
6 水 煤气 管 G G. SC 
7 瓷 绝缘 子 CP КРК 
8 钢 索 敷设 S M.S 
9 323] xc MR 

10 电线 管 DG T. MT 

11 塑料 管 VG P. PC 

12 塑料 线 卡 XQ РЬ 

13 塑料 线 槽 XC PR 

14 钢管 G S So 

15 半 硬 塑料 管 FPC 

16 直接 埋设 DB 
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表 4-8 线路 甫 设 部 位 一 览 表 



































序 号 名 称 旧 符号 新 符号 
1 沿 梁 或 跨 梁 数 设 BE AB 
2 沿 柱 或 跨 柱 敷设 CLE AC 
3 沿 墙 面 数 设 ws ws 
4 i K J| ТЇШ R Wk ik CE CE 
5 m i СХ SCE 
6 暗 甫 在 梁 内 BC BC 
7 暗 甫 在 柱 内 CLC CLC 
8 墙 内 数 设 wc 
9 地 板 或 地 面 下 敷设 FC FC 
10 暗 数 在 屋面 或 顶板 内 CC 











>, жыш \ 
下 列 电气 照明 施工 图 中 标注 的 管线 符号 的 含义 是 什么 ? 
(1) BV3X6 十 1X2.5 一 SC20 一 FC: 表示 3 RK Яя 0 6mm2 的 铜 芯 塑 料 绝缘 线 ， 
加 1 根 截 面 面 积 为 2.5mm? 的 铜 芝 塑料 绝缘 线 ， 穿 在 DN20 焊接 钢管 内 有 暗 数 设 在 地 面 。 
(2) BVV3X2.5 一 PR 一 CE: 表示 3 根 截面 面积 为 2. 5mm2 th 48] 28 Rd 
塑料 护 套 线 ， 用 塑料 线 模 沿 顶棚 明教 设 。 ROn 
[а] к" 


(3) BLV3X1.5 一 SC15 一 WC: 表示 3 RA Я ж 1.5mm? 65 48 





芯 橡皮 绝缘 导线 ， 穿 DN15 的 钢管 沿 墙 暗 敷 设 。 【室内 配 管 配 线 】 
4. 照明 器 具 
照明 器 具 包 括 各 种 灯具 、 控 制 开关 、 插 座 及 各 种 小 型 电器 〈 如 风扇 、 电 铃 等 )。 照 明 
器 具 种 类 繁多 ,一般 功率 为 15~2000W， 电压 为 220V 和 36V。 
1) 灯具 的 分 类 


按照 防护 形式 不 同 可 分 为 防水 防 尘 灯 、 安 全 灯 和 普通 灯 ; 按 安装 方式 不 同 可 将 灯具 分 
为 壁灯 、 帅 灯 、 吸 项 灯 等 ， 按 电光 源 不 同 可 分 为 白炽 灯 、 荧 光 灯 、 高 压 录 灯 、 高 压 钠灯 、 
金属 商 化 物 灯 等 。 

2) 灯具 的 安装 方式 

灯具 的 安装 方式 有 三 种 ， 即 吊 式 、 吸 项 式 、 壁 装 式 ,如 图 4 一 19 所 示 。 其 中 吊 式 又 分 
线 吊 式 、 链 吊 式 、 管 吊 式 三 种 方式 。 吸 顶 式 又 分 一 般 吸 顶 式 、 嵌 入 吸 顶 式 两 种 方式 。 壁 装 
式 又 分 一 般 壁 装 式 、 幅 入 壁 装 式 两 种 方式 。 
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(a) 吊灯 ( 链 品 ) (b) 吊顶 ( 管 吊 ) (с) 吸 项 灯 (d) 壁灯 
4-19 灯具 的 三 种 安装 方式 


灯具 安装 方式 及 符号 见 表 4- 9。 
表 4-9 灯具 安装 方式 及 符号 




















序 号 名 R 旧 符 号 新 符 号 
1 т CH cs 
2 т P DS 
3 R cP SW 
1 吸 顶 S C 
5 IRA R R 
6 “ж WR WR 











3) 照明 灯具 的 表示 方式 














схахі, 
b Zaz | 
式 中 a 一 一 本 幅 图 中 该 灯具 的 数量 ; 
4 一 一 灯具 的 型 号 ; 
< 一 一 每 昼 灯 具 上 灯泡 或 灯 管 的 数量 ; 
d 一 一 灯 的 容量 (W); 
工 一 一 光源 的 种 类 ， 





安装 高 度 ; 
一 一 安装 方式 (R 4-9). 


e 


fa 举例 说 明 e 
下 列 照明 符号 的 含义 是 什么 ? 


20х40 
2.8 


地 面 2.8m， 吸 顶 安 装 。 


(1) 灯具 12 





5, 表示 12 ТА. 每 套 灯 具 为 2 根 40W 日 光 灯 管 。 安装 高 度 离 
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(2) 灯具 10-YG2 -2 201065, аж 10 莹 型 号 为 YG2 -2 RERIT, RA 


式 安装 方式 ， 安 装 高 度 为 2. 5m。 





防 雷 接 地 装置 基本 知识 


防 雷 接地 装置 一 般 由 接 闪 器 、 引 下 线 和 接地 体 三 大 部 分 组 成 ， 如 图 4- 20 所 示 。 








图 4-20 建筑 物 防 雷 接地 装置 组 成 示意 图 


1 一 避雷 针 ; 2 一 避雷 网 ;3 一 避 需 带 ; 4 一 引 下 线 ，5 一 引 下 线 卡 于 ; 
6 一 断 接 卡子 ; 7 一 引 下 线 保护 管 ，8 一 接地 母线 ; 9 一 接地 极 





1. ŽAR 

接 闪 器 是 指 直 接 接受 雷击 的 金属 构件 。 根 据 被 保护 物体 形状 及 接 闪 器 形状 的 不 同 ， 可 
分 为 避雷 针 、 避 雷 带 、 和 避雷 网 。 

1) 避雷 针 

避雷 针 是 装 在 细 高 的 建筑 物 或 构筑 物 突出 部 位 或 独立 装 设 的 针 形 导体 ， 通 常用 圆 钢 或 
钢管 加 工 而 成 ， 所 用 圆 钢 或 钢管 的 直径 随 着 避雷 针 的 长 度 增加 而 增 大 ， 一 般 要 求 圆 钢 直径 
不 小 于 12mm， 钢 管 直径 不 小 于 20mm， 壁 厚 不 小 于 3mm。 避 和 雷 针 的 顶端 应 加 工 成 尖 形 ， 
以 利于 尖端 放电 。 

2) 避雷 带 

避雷 带 是 利用 小 截面 圆 钢 或 扁 钢 做 成 的 条 形 长 带 ， 作 为 接 闪 器 装 于 建筑 物 易 遭受 电 
BRG. WER, ER, Ef. LRA REREAD е НА E. 是 建筑 物 防 直击 
雷 普遍 采用 的 装置 。 避 雷 带 由 避雷 线 和 支持 卡子 组 成 ， 支 持 卡 子 常 埋设 于 女儿 墙 上 或 混 凝 
土 支 座 上 ， 如 图 4-21 所 示 。 当 避雷 带 水 平 敷设 时 ， 支 持 卡 子 间 距 为 1 一 1. ота, 转弯 处 为 


= 





















































аи ШЛУ 
0.5m。 高 层 建筑 物 的 上 部 垂直 墙 面 上 ， 每 三 层 在 结构 圈 梁 内 敷设 一 条 扁 钢 与 引 下 线 焊接 
成 环 状 水 平 避雷 带 ， 以 防止 侧 向 雷击 。 











图 4-21 避雷 网 在 平 屋顶 上 安装 示意 图 


3) 避雷 网 

当 避 雷 带 形成 网 状 时 就 称 为 避雷 网 。 避 雷 网 用 以 保护 建筑 物 屋 顶部 水 平面 不 受 雷击 。 

避雷 带 (网 ) 可 以 采用 镀 锌 圆 钢 或 扁 钢 ， 圆 钢 直径 大 于 或 等 于 8mm; 扁 钢 截面 面积 
大 于 或 等 于 48mm? ;厚度 大 于 或 等 于 4mm. WMP 4- 22 所 示 为 避雷 网 材料 实景 。 








4-22 避雷 网 材料 实景 


2. 引 下 线 

引 下 线 是 指 连 接 接 闪 器 与 接地 装置 的 金属 导体 ， 可 以 用 圆 钢 或 扁 钢 做 单独 的 引 下 线 ， 
也 可 以 利用 建筑 物 柱 筋 或 其 他 钢筋 做 引 下 线 ， 如 图 4-23 所 示 。 

圆 钢 或 扁 钢 做 引 下 线 时 ， 一 般 由 引 下 线 、 引 下 线 支 持 卡 子 、 断 接 卡 子 、 引 下 线 保 护 
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管 等 组 成 。 引 下 线 为 2 根 及 以 上 时 ， 需 在 距 地 面 0.3 一 1. 8m 做 断 接 卡子 ， 供 测量 接地 电 
阻 ， 断 接 卡子 以 下 的 引 下 线 需 用 套 管 进行 保 护 。 















= š gA 
msaa, 8 [| 
(т) ктк (4 
ао 
|2 

К? 














m4723 避雷 引 下 线 接地 装置 安装 示意 图 及 实景 


3. 接地 体 

接地 体 是 指 埋 入 土壤 或 混凝土 基础 中 作为 散 流 用 的 金属 导体 。 接 地 体 分 自然 接地 体 和 
人 工 接地 体 。 人 江 接 地 体 一 般 由 接地 母线 、 接 地 极 组 成 ,常用 的 接地 极 可 以 是 钢管 、 角 
钢 、 钢 板 、 铜 板 等 ， 如 图 4- 24 所 示 。 自 然 接地 体 是 利用 基础 里 的 钢筋 做 接地 体 的 一 种 
方式 。 





镀 锌 扁 钢 接地 母线 -40X4 








4-24 接地 体 及 接地 母线 现场 安装 


安装 工程 计量 与 计价 





4.2 建筑 电气 工程 量 计算 


221 工程 量 计算 及 消耗 量 定额 应 用 





























回锅 < 回 建筑 电气 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 (SD 02 一 
к Ч 31—2016) 第 四 册 。 该 册 定 额 适用 于 一 般 工 业 与 民用 新 建 、 扩 建 工 
m 程 中 10kV 以 下 变 配 电 设备 及 架空 线路 、 电 缆 、 动 力 、 照 明 电气 设 


гг я 备 及 器 具 、 防 雷 及 接地 装置 、 配 管 、 配 线 … 起 重 、 输 送 设 备 电 气 装 
Е 置 、 电 气 设备 调试 等 的 安装 工程 。 
1. 10kV 以 下 架空 配 电 线路 
1) 电 杆 、 导 线 、 金 具 等 线路 器 材 工地 运输 王 程 量 计算 
工地 运输 是 指定 额 内 主要 材料 从 集中 材料 堆放 点 或 工地 仓库 运 至 杆 位 上 的 工程 运输 ， 
分 人 力 运输 和 汽车 运输 ; 人 力 运输 根据 设计 图 纸 和 施工 现场 ， 区 分 不 同 的 平均 运 距 ， 以 
“t/km” 为 单位 计算 工程 量 ; 汽车 运输 区 分 装卸 和 和 运输， 以 “t” 为 单位 计算 工程 量 。 运 输 
量 计 算 公 式 如 下 : 
工程 运输 量 一 施工 图 用 量 尖 1 站 损耗 率 ) 
预算 运输 质量 = 工程 运输 量 十 包装 物质 量 (不 需要 包装 的 可 不 计算 包装 物质 量 ) 
运输 质量 可 按 表 4 - 10 中 的 规定 进行 计算 ; 
表 4- 10 “主要 材料 运输 质量 表 
































材料 名 称 ® 位 运输 质量 (kg) ж ж 
人 工 浇 制 m? 2600 包括 钢筋 
混凝土 制品 
离心 浇 制 mš 2860 包括 钢筋 
导线 kg WX1.15 有 线 盘 
线材 
钢 绞 线 kg WXx1.07 无 线 盘 
木 杆 材料 ш? 500 包括 木 横 担 
金具 ， 绝 缘 子 kg WXx1.07 
螺栓 kg WX1.01 














Е. 1. W 为 理论 质量 。 
2. 未 列 人 者 均 按 净 重 计算 。 


2) 定额 地 形 的 划分 规定 
10kV 以 下 架空 输电 线路 安装 定额 是 以 在 平原 地 区 施工 为 准 ， 如 在 其 他 地 形 条 件 下 施 


工时 ， 其 人 工 和 机 械 按 表 4- 11 所 列 地 形 类 别 子 以 调整 。 
地 形 划分 的 特征 如 下 。 


& 
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(1) 平地 : 地 形 比较 平坦 、 地 面 比 较 干燥 的 地 带 。 
(2) 丘陵 : 地 形 有 起 伏 的 矮 岗 、 土 丘 等 地 带 。 
(3) 一 般 山地 : 指 一 般 山岭 或 沟谷 地 带 、 高 原 台 地 等 。 
(4) 沼泽 地 带 : 指 经 常 积 水 的 田地 或 泥水 淤积 的 地 带 。 
表 4-11 调整 系数 表 
地 形 类 别 丘陵 (市 区 ) 一 般 山 区 、 沼 泽 地 带 
调整 系数 1. 20 1. 60 




















3) 杆 基 土石 方 工程 量 计 算 








(1) 土质 分 类 。 organ] 
实际 工程 中 ， 全 线 地 形 分 几 种 类 型 时 ， 可 按 各 种 类 型 长 度 所 占 百分比 求 { 
出 综合 系数 进行 计算 。 常 见 的 土质 可 分 为 普通 土 、 坚 土 、 松 砂 土 岩石 、 泥 с 
水 、 流 砂 等 。 ra 

(2) 杆 境 土石 方 量 。 ш 

按 杆 基 施工 图 尺寸 , 以 “ms” 计 量 。 如 图 4—25 所 示 杆 坑 的 土石 方 量 计算 公式 为 ; 

V=(h/6)X[aXb+(a+ai)2Z(b+b )+ai Xb] 
a, b= J h fg & Wë 1 2 >x 每 边 操 作 裕 度 
ar bi =a(b)+2h х 
式 中 V 一 一 土石 方 体积 (mè); 
пж (т); 








а, b HiK (m); 
ai, bi 坑口 宽 (m). 





图 4-25 杆 坑 图 








O 不 论 是 开 控 电 杆 坑 还 是 拉线 盘 坑 ， 都 只 区 分 不 同 土质 执行 同一 定额 。 土 石 方 工程 
已 综合 考虑 了 线路 复 测 、 分 坑 、 挖 方 和 土方 的 回填 夯实 工作 。 
@ 各 类 土质 的 放 坡 系数 按 表 4- 12 计算 。 
表 4-12 各 类 土质 的 放 坡 系数 
£ 质 普通 土 、 水 坑 坚 £ 松 砂 土 Ж. ЖЕ. ЖЕ 
放 坡 系数 1:0.3 1: 0.25 1:0.2 不 放 坡 
































ШЕШ. 2s ШЛУ 
© 施工 操作 裕 度 按 底 拉 盘 底 宽 每 边 增加 0. lm。 
Ф 冻 土 厚度 大 于 300mm 时 ， 冻 土 层 的 挖 方 量 按 挖 坚 土 定 额 乘 以 系数 2. 5。 其 他 土 层 

















仍 按 土质 性 质 执行 定额 。 
© 杆 坑 土 质 按 一 个 坑 的 主要 土质 而 定 ， 如 一 个 坑 大 部 分 为 普通 士 ， 少 量 为 坚 士 ， 则 
该 坑 应 全 部 按 普通 十 计算 。 


© 带 卡 盘 的 电 杆 坑 ， 如 原 计算 的 尺寸 不 能 满足 卡 盘 尺寸 时 ， 因 卡 盘 超 长 而 增加 的 土 
( 石 ) 方 量 另 计 。 

O 电 杆 埋 深 是 杆 长 的 1/6， 临 时 建筑 供电 电 杆 埋 深 为 杆 长 的 1/10 加 0. 6m。 

G) 无 底盘 、 卡 盘 的 电 杆 坑 挖 土 量 。 

其 挖 方 体积 : 


V=0.8X0.8Xh 


式 中 /一 一 坑 深 (m). 

(4) 电 杆 坑 的 马道 上 的 土石 方 量 ， 按 每 坑 0. 2ms 计 算 。 

4) 杆 体 、 横 担 安装 工程 量 计算 

架空 配 电线 路 一 次 施工 工程 量 按 5 根 以 上 考虑 、 如 5 根 以 内 者 ， 其 全 部 人 工 和 机 械 应 
乘 以 1. 3 的 系数 。 

(1) 杆 基 础 安装 ,包括 预制 混凝土 的 底盘 、 卡 盘 的 预制 混凝土 基础 和 浇 制 混凝土 、 碎 
石 灌浆 、 干 铺 碎 石 等 其 他 基础 。 对 于 预制 混凝土 基础 ， 按 照 设计 区 分 底盘 和 卡 盘 ， 以 
“ 块 ”为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 其 他 基础 ， 根 据 设 计 区 分 不 同 的 基础 形式 ， 以 “ms” 为 单 
位 计算 工程 量 。 

(2) 拉线 盘 安 装 ， 根据 设 计 以 “ 块 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(3) 木 杆 根部 防腐 ， 根 据 设计 或 规范 要 求 以 “ 根 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(4) 拉线 棒 防 腐 。 根 据 设计 和 规范 要 求 区 分 不 同 的 防腐 工艺 ， 以 “ 根 ” 为 单位 计算 
工程 量 。 

(5) 电 杆 组 立 ， 对 于 木 杆 ,按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 杆 型 和 杆 长 ， 以 “ 根 ” 为 单位 计 
算 工 程 量 ， 对 于 混凝土 和 钢管 杆 ， 按 照 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 杆 长 ， 以 “ 根 ”为 单位 计算 工 
程 量 。 

(6) 撑 杆 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 木 撑 杆 或 混凝土 撑 杆 以 及 不 同 的 撑 杆 长 度 ， 以 
“ 根 ”为 单位 计算 工程 量 ; 钢 圈 焊 接 . 根据 设计 要 求 和 施工 规范 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工 
程 量 ， 每 个 焊 口 为 一 个 。 

(т) 横 担 安装 。 

O 对 于 10kV 以 下 横 担 安装 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 材质 、 横 担 根 数 、 杆 型 ， 以 
“组 ”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 1kV 以 下 横 担 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 架 线 根 数 、 
材质 、 横 担 根 数 ， 以 “组 ”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 进 户 横 担 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 横 
担 不 同 的 固定 方式 及 架 线 的 根 数 ， 以 “ 根 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

O 横 担 安装 是 按 单 杆 考 虑 的 ; 若 双 杆 横 担 安装 . 定额 乘 以 2.0 的 系数 ; 元宝 横 担 安 
装 按 相应 铁 横 担 安装 人 工 乘 以 系数 1.5 

5) 拉线 制作 与 安装 工程 量 计算 

根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 拉线 形式 和 拉线 截面 ， 以 “ 根 ”为 单位 计算 工程 量 ;定额 是 
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按 单 根 拉线 考虑 的 ， 安 装 V 形 、Y 形 或 双 拼 型 拉线 时 ， 按 2 根 计算 。 拉 线 的 长 度 按 设计 全 
































根 长 度 计算 ,设计 无 规定 时 可 按 表 4 一 13 计算 。 
表 4-13 拉线 长 度 单位 ，m/ 根 
项 R 普通 拉线 V (Y) 形 拉 线 弓形 拉线 
8 11. 47 22. 94 9. 33 
9 12.61 25. 22 10.10 
10 13.74 27.48 10.92 
杆 高 (m) 11 15.10 30. 20 11. 82 
12 16.14 32.28 12. 62 
13 18. 69 37.38 13. 42 
14 19.68 39, 36 15.12 
水 平 拉线 26.47 











6) 导线 架设 工程 其 计算 

根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 导线 材质 x 型 号 和 截面 大 小 ， 以 “km/ 单 线 ” 为 单位 计算 工 
程 量 ， 集束 导线 架设 ， 根 据 设 计 区 分 不 同 的 芯 数 和 单 芯 截 面 大 小 ， 以 “km” 为 单位 计算 
工程 量 ; 配 线 穿刺 线 夹 ， 按 照 设计 要 求 ， 区 分 不 同 的 主线 截面 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 
工程 量 ， 导线 预 留 长 度 按照 设计 规定 计算 ,设计 无 规定 时 按照 表 4 - 14 计算 。 























工程 量 计算 公式 : 
导线 长 度 = RRAK) 十 >) 预 留 长 度 
其 中 ，@D1% 为 线路 导线 的 弛 度 。 P 
回 导 线 长 度 不 扣除 跨越 档 的 长 度 。 mD : 
ратта 
线路 总 长 三 线路 单 根 导线 长 度 X 导 线 根 数 【入 来 导线 和 绝缘 
表 4-14 导线 架设 预 留 长 度 FHAR] 
m EH £ # 预 留 长 度 (m) 
转角 2.5 
高 压 
分 支 、 终 端 2.0 
分 支 、 终 端 0.5 
低压 
交叉 跳 线 转角 1.5 
与 设备 连接 0.5 
进 户 线 2.5 























配 线 绝缘 穿刺 线 夹 安装 ， 适 用 于 10kV 以 下 绝缘 架空 、 明 敷设 的 所 有 采用 穿刺 线 夹 分 


支 的 配 电线 路 。 
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7) 导线 跨越 及 进 户 线 架 设 

(1) 导线 跨越 。 

根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 被 跨越 物 ， 以 “处 ”为 单位 计算 工程 量 ， 导线 跨越 架设 , 包 
括 越 线 架 的 搭 、 拆 和 运输 以 及 因 跨 越 (障碍 ) 施工 难度 增加 而 增加 的 工作 量 ， 每 个 跨越 间 
距 按 50m 以 内 考虑 ， 大 于 50m 而 小 于 100m 时 按 2 处 计算 ， 以 此 类 推 。 

导线 跨越 架设 ， 在 同 跨越 档 内 ， 有 多 种 (或 多 次 ) 跨越 物 时 ， 应 根据 跨越 物种 类 分 别 
执行 定额。 

(2) 进 户 线 架设 。 

定额 根据 导线 截面 的 不 同 规格 划分 项 目 ， 以 “100m/ 单 根 ”为 计量 单位 。 

O 导线 、 绝 缘 子 、 横 担 本 身价 值 另行 计算 。 

O 进 户 管 及 管内 穿线 ， 按 室内 配 管 配 线 另 行 计算 

8) 杆 上 变 配 电 设备 安装 








杆 上 变 配 电 设备 安装 ， 如 图 4-26 所 示 。 
定额 包括 杆 止 钢 支架 及 设备 的 安装 工作 ,但 
钢 支架 。 连 引线 、 线 夹 、 金 具 等 主 材 应 按 设 
计 规 定 另行 计算 ， 设 备 的 接地 装置 安装 和 调 
试 应 按 本 册 相 应 定额 另行 计算 ， 对 于 变压器 
安装 , 按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 容量 ， 以 
“ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 跌落 式 熔断 
器 、 避 雷 器 元 隔离 、 负 荷 开 关 的 安装 ， 根 据 
设计 图 纸 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 
配 电 箱 断路 器 安装 ， 根 据 设 计 以 “ 台 ” 为 
单位 计算 工程 量 。 

杆 上 变压器 安装 ， 从 变压器 到 地 面 的 接地 
引 下 线 已 包括 在 定额 内 ， 但 不 包括 变压器 调试 、 抽 芯 、 干 燥 、 接 地 极 、 接 地 母线 、 检 修平 
台 、 防 护栏 杆 的 安装 ， 配 电 箱 未 包括 焊 〈 压 ) 接线 端子 .。“ 防 鸟 刺 ”“ 防 鸟 占 位 器 ”安装 执 
行 驱 乌 器 定额 。 

9) 接地 环 及 绝缘 护 套 等 安装 

根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 名 称 ， 分 别 以 “组 ”“ 套 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 


fa жыша à 

有 一 架空 线路 工程 共有 4 根 电 杆 ， 人 工 费 合 计 900 元 ， 在 山区 施工 ， 求 人 工 增加 费 是 
多 少 ? 

LR] 900X1. 60X1. 3—900=972 (元 ) 

(1) 本 例题 是 以 山东 省 平原 地 区 条 件 为 准 ， 如 在 山区 或 者 沼泽 地 区 施工 ， 可 以 把 架空 
线路 工程 人 工 费 的 总 和 乘 以 系数 1. 60 作为 补偿 。 另 外 本 计算 是 按照 5 根 以 上 施工 工程 情 
况 测 算 的 ， 如 实际 情况 是 5 根 或 者 不 足 5 根 ,由 于 施工 效率 降低 ,需要 补偿 外 线 的 全 部 人 
工 费 的 30%。 具 体 方法 就 是 把 以 上 人 工 费 的 总 和 再 乘 以 系数 1.3 

(2) 值得 注意 的 是 ， 当 这 两 种 系数 都 要 考虑 时 ， 其 人 工 费 是 累计 计算 的 ， 而 不 是 分 别 
都 用 900 作为 基数 。 





图 4-26“ 杆 上 变压器 
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fa 举例 说 明 、 
今 有 一 外 线 工程 ,平面 图 如 图 4 一 27 所 示 。 电 杆 高 12m， 档 距 均 为 50m， 工 地 运输 为 
人 力 运 输 ， 设 预算 运输 量 为 200t， 平 均 运 距 为 5km; 底盘 的 规格 为 0. 8mX0. 8m。 
R: (1) 列 预算 项 目 ; 
(2) 写 出 各 项 工程 量 ; 
(3) 查处 相对 应 的 定额 编号 。 





档 距 50m 






2(т) 


2т 


һ=ЙЕ/б=12/6 


10.11. 08 |01 
施工 操作 容 度 


图 4-27 10kV 以 下 架空 线路 工程 示例 图 
【 解 】 计 算 结果 见 表 4 一 15。 


表 4-15 10kV 以 下 架空 线路 工程 示例 计算 结果 























工程 量 
定额 编号 分 项 工程 名 称 计算 过 程 
单位 数量 
工地 运输 人 力 运输 
4-11-2 uM ANEA Qa | 108 200tX 5km=1000t • km=100(10t * km) 
200m 以 上 

у=- [аХ+(а+а)ХФ+һ)+а Х IXA 

Has жалів 10т? 898 = 2пхі+а+а дәха+а 25+22х2.2]х1 
=58. 98(m' )=5. 8970101?) 

4-11-11 底盘 的 安装 块 11 
4-11-12 长 盘 的 安装 块 11 
4-11-13 拉 盘 的 安装 块 3 
4-11-34 电 杆 的 组 立 根 11 
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( 续 ) 
工程 量 
定额 编号 分 项 工程 名 称 计算 过 程 
单位 数量 
1-11-54 | 横 担 安装 10kV 单 组 8 
4-11-55 | 横 担 安装 10kV 双 组 3 
4-11-47 | 拉线 制作 ,安装 根 3 
4-11-53 拉线 保护 管 根 3 





(1) 单 根 导 线 长 度 一 线路 总 长 度 X(1 十 1%%) 十 
У) 预 留 长 度 一 500mX (1 十 1%) 十 (2.5 十 2 十 2) 一 
4-11-76 导线 架设 lkm/ 单 根 | 1.5215 |511.5(m) 

(2) 线 路 总 长 二 线路 单 根 导线 长 度 X 导 线 根 数 一 
511.5Х3=1531, 5tm。 单 线 ) 一 1. 5345(km。 单 线 ) 











2. 电缆 工程 

电缆 敷设 工程 定额 适用 于 10kV 以 下 电力 电缆 和 控制 电缆 敷设 。 定 额 系 按 平 原 地 区 和 
厂 内 电缆 工程 的 施工 条 件 编制 的 ， 未 考虑 在 积 水 区 、 水 底 、 井 底 等 特殊 条 件 下 的 敷设 ， 厂 
外 电线 敷设 工程 按 本 册 第 十 一 章 定 额 有 关 规 定 男 计 工地 运输 。 

СТ) 沟 槽 挖 填 土 石 方 ， 区 分 不 同 的 施工 方式 和 土质 情况 。 人 工 挖 填 以 “m? ”为 单位 
计算 工程 量 ， 机 械 挖 填 以 “30m”” 为 单位 计算 工程 量 。 直 埋 电缆 的 挖 、 填 土 ( 石 ) Jr. 
除 特殊 要 求 外 ， 可 按 表 416 计算 土方 量 。 

表 4-16 直 埋 电缆 沟 的 挖 、 填 土 (В) 方 量 
电缆 根 数 
1—2 每 增 1 根 
每 米 沟 长 挖 方 量 (mi) 0.45 0.153 
ФЕ: 1. 两 根 以 内 的 电缆 沟 ， 系 按 上 口 宽度 600mm. 下 口 宽度 为 400mm， 深度 按 900mm 计算 的 常规 

土方 〈 深 度 按 规范 的 最 低 标准 ) 。 

2. 每 增加 1 根 电 缆 ， 其 宽度 增加 170mm, 

3. 以 上 土方 量 系 按 埋 深 从 自然 地 坪 起 算 ， 如 设计 埋 深 超过 900mm 时 ， 多 挖 土方 量 另行 计算 。 

1. 挖 淤泥 、 流 砂 按照 上 表 数 量 乘 以 系数 1. 5。 


沟 档 挖 填 定额 是 按 沟 深 1. 2m 以 内 考虑 编制 的 ， 适用 于 厂区 或 小 区 的 电缆 沟 、 电 气管 
道 沟 、 接 地 沟 及 一 般 给 排水 管道 的 挖 填 方 工作 ; 厂区 或 小 区 以 外 的 沟 模 或 槽 深 大 于 1. 2m 
的 ， 应 执行 市 政工 程 相应 定额 。 机 械 挖 填 遇 到 本 定额 以 外 的 土质 时 ， 执 行 建 筑 工程 相应 定 
额 。 定 额 是 按 原 土 回填 考 虑 ， 若 设计 要 求 回填 砂 ， 砂 的 消耗 量 单 计 ， 人 工 不 变 。 


D 开 挖 、 修 复 路 面 ， 区 分 不 同 的 路 面 材质 结构 和 厚度 以 “m?*” 为 单位 计算 工 





项 B 
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(3) 电缆 沟 内 铺 沙 、 盖 砖 及 移动 盖 板 。 

O 定额 子 目 区 分 “ 铺 砂 盖 砖 ”和 “ 铺 砂 盖 保 护 板 "， 按 照 电缆 沟 内 数 设 “1 一 2 根 ” 电 
费 作 为 基本 定额 子 目 ， 以 “每 增 1 根 ” 电 费 为 辅助 定额 子 目 ， 以 “10m” 为 单位 计算 。 

@ 电费 采 用 电缆 沟 敷 设 时 ， 需 要 盖 (或 揭 ) 电缆 沟 水 泥 盖 板 ， 应 区 分 每 块 盖 板 的 长 
度 按 每 盖 (或 揭 ) 一 次 ， 以 延长 米 “10m” 为 单位 计算 , 但 车 又 揭 又 盖 ， 则 按 两 次 计算 。 

O 电费 沟 上 人 金属 盖 板 的 制作 ， 执 行 铁 构件 制作 定额 乘 以 系数 0.6， 安 装 执行 本 章 揭 盖 
盖 板 定额 子 目 。 

(4) 电缆 保护 管 数 设 , 设 应 按 管道 材质 并 区 分 管 径 大 小 的 不 同 ， 分别 以 “10m” 为 单 
位 计算 工程 量 ; MER. 根据 设计 图 纸 区 分 保护 管 的 不 同 公称 口径 及 顶 管 的 不 同 距离 ， 
以 “10m” 为 单位 计算 工程 量 。 项 管 出 入 口 处 的 施工 ， 未 包括 在 定额 内 ， 应 按照 设计 或 中 
标 后 的 施工 组 织 设计 (施工 方案 ) 另行 计算 相关 的 工程 量 。 

电缆 保护 管 长 度 ， 除 按 设计 规定 长 度 计算 外 ， 遇 有 下 列 情况 ;应 按 表 4- 17 的 规定 增 
加 保护 管 长 度 。 





























表 4-17 电缆 保护 管 增加 长 度 

















项 а W m 

横 穿 道路 路 基 宽 度 两 端 增加 2m 
ih b Iñi s PL ЖУ 管 口 距 地 面 增加 2m 
穿 建筑 物 外 南 按 基础 外 缘 以 外 增加 1m 

穿 排水 沟 按 沟 壁 外 缘 以 外 增加 lm 


tE; 1. 电缆 保护 管 是 按 埋 地 敷设 考虑 的 ， 其 他 敷设 方式 执行 电气 配 管 相 应 定额 。HDPE 及 波纹 电缆 保护 
管理 地 数 设 时 ， 执 行 况 料 电 缆 保 护 管 埋 地 数 设 定额 ,其 他 数 设 方式 执行 塑料 管 配 管 相应 定额 。 
2. 电缆 保护 管 埋 地 数 设 土方 量 ， 凡 有 施工 图 注 明 的 ， 按 施工 图 计算 ; 无 施工 图 的 一般 按 沟 深 
0. 9m 计算 、 沟 宽 按 最 外 边 的 保护 管 两 侧 近 缘 牙 各 增加 0. 3m 工作 面 计算 。 


(5) 电缆 桥架 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 桥架 材质 和 规格 尺寸 ,以 “10m” 为 单 
位 计算 工程 量 ， 不 扣除 三 通 、 四 通 、 弯 头等 所 占 的 长 度 。 对 于 组 合 桥 架 ， 以 每 片 长 度 2m 
作为 一 个 基 型 片 , 已 综合 考虑 了 100m, 150m, 200m 三 种 规格 ,根据 设计 图 纸 以 “100 
片 ”为 单位 计算 工程 量 。 


(1) 桥架 安装 包括 运输 、 组 对 、 吊 装 、 国 定 、 谊 头 或 三 /四 通 修改 、 制 作 、 组 对 ， 切 
割 口 防腐 ， 桥 架 开 孔 ， 上 管件 、 隔 板 安装 ， 盖 板 安装 ， 接地、 附件 安装 等 工作 内 容 。 

(2) 玻璃 钢 梯 式 桥架 和 铝 合 金 梯 式 桥 架 定额 均 按 不 带 盖 考 虑 ， 如 这 两 种 桥架 带 盖 ， 则 
分 别 执 行 玻璃 钢 模 式 桥架 定额 和 和 铝 合金 档 式 桥架 定额 。 

(3) 钢 制 桥架 主 结构 设计 厚度 大 于 3mm 时 ,定额 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 2。 

(4) 不 锈 钢 桥 架 安装 执行 相应 的 钢 制 桥架 定额 乘 以 系数 1. 10， 防 火 桥架 安装 执行 相应 
的 钢 制 桥架 定额 。 

(5) 电缆 桥架 安装 定额 是 按 厂家 供应 成 品 安装 考虑 的 ， 若 现场 需要 制作 桥架 时 ,应 执 


行 本 册 第 七 章 金 属 构 件 制作 定额 。 
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(6) 线 槽 安装 ， 按 照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 线 模 材质 和 半 周 长 ， 以 “10m” 为 单位 计算 
工程 量 ， 不 扣除 三 通 、 四 通 、 弯 头等 所 占 的 长 度 。 金 属 线 槽 安装 定额 亦 适 用 于 线 醒 在 地 面 
内 上 暗 设 敷设 。 

(7) 电缆 敷设 。 

O 电力 电缆 敷设 ， 按 照 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 电缆 材质 和 数 设 方式 ， 以 及 不 同 的 电线 
规格 、 截 面 大 小 ， 以 “100m” 为 单位 计算 工程 量 ;计算 电费 工程 量 时 ， 电 缆 附 加 及 预 留 
长 度 按照 设计 规定 计算 ， 设 计 无 规定 时 按照 表 4-18 计算 。 

表 4-18 电缆 囊 设 附加 及 预 留 长 度 
























































序号 项 目 附加 及 预 留 长 度 说 明 
1 电缆 数 设 弛 度 、 波 形 弯 度 、 交 叉 2.5% 按 电缆 全 长 计算 
2 电缆 进入 建筑 物 2. 0m 规范 规定 最 小 值 
з | 电缆 进入 沟 内 或 吊 架 时 引 上 CF) HA 1.5m 规范 规定 最 小 值 
4 变 电 所 进 线 、 出 线 1. 5 规范 规定 最 小 值 
5 电力 电缆 终端 头 Sm, 检修 余 量 最 小 值 
6 电缆 中 间接 头 盒 两 端 各 留 2. 0m 检修 余 量 最 小 值 
7 电缆 进 控制 、 保 护 屏 及 模拟 盘 等 高 十 宽 按 盘面 尺寸 
8 高 压 开 关 柜 及 低压 配 电 盘 、 箱 2. 0m 盘 下 进出 线 
9 电缆 至 电动 机 0.5m. 从 电机 接线 合算 起 
10 厂 用 变压器 3.0m 从 地 坪 算 起 
11 电缆 绕 过 梁 柱 等 增加 长 度 按 实 计算 按 被 绕 物 的 断面 情况 计算 增加 长 度 
12 电梯 电缆 与 电缆 架 固 定点 每 处 0. 5m 规范 最 小 值 








© 矿物 绝缘 电力 电缆 数 设 ,根据 设计 图 纸 区 分 电缆 不 同 的 芯 数 和 截面 ， 以 “100m” 
为 单位 计算 工程 量 ; 计算 电缆 工程 量 时 ,电缆 附加 及 预 留 长 度 按照 设计 规定 计算 . 设计 无 
规定 时 按照 表 4- 19 计算 。 


表 4-19 矿物 绝缘 电缆 数 设 附加 及 预 留 长 度 























序号 项 Н 附加 及 预 留 长 度 说 明 
1 电缆 敷设 转弯 、 交 叉 2.5% 按 电缆 全 长 计算 
2 电缆 进 控制 、 保 护 屏 及 模拟 盘 等 高 十 宽 按 盘 面 尺寸 
š 低压 配 电 盘 、 柜 、 箱 高 十 宽 RERI 
4 电缆 至 电机 1. 0m 从 电机 接线 合算 起 











© 控制 电缆 敷设， 按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 敷设 方式 和 芯 数 ， 以 “100m” 为 单位 计 
算 工 程 量 ;矿物 绝缘 控制 电缆 .根据 设计 区 分 不 同 的 芯 数 ， 以 “100m” 为 单位 计算 工 
程 量 。 
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Анапия. 


(1) BAE- Жш, вњ, OC 3 A Ti Ж Җ 1.3. 1 fk ОЈ 
工 材 料 ， 如 固定 柱 、 夹 具 等 按 实 另 计 。 

(2) 电缆 敷设 定额 未 考虑 因 波 形 教 设 增 加 长 度 、 弛 度 增 加 长 度 、 电 缆 绕 梁 (Н) 增加 
长 度 ， 以 及 电缆 与 设备 连接 、 电 绕 接 头等 必要 的 预 留 长 度 ， 该 增加 长 度 应 计 入 工程 量 
之 内 。 

(3) 电力 电缆 敷设 及 电缆 头 制 作 、 安 装 定额 均 按 三 芯 ( 包 括 三 芯 连 地 ) 考虑 的 ， 电 绕 
每 增加 一 芯 ， 相 应 定额 增加 15%。 双 屏蔽 电缆 头 制作 、 安 装 人 工 乘 以 系 元 1.05, 

(4) 单 芯 电 力 电缆 数 设 按 同 截 面 电 绕 敷 设 定额 乘 以 系数 0.7， 二 芯 电 缆 按 照 三 芯 电 缆 
执行 定额 。 

(5) 截面 面积 400 一 800mm2 的 单 芯 电力 电缆 数 设 ， 按 A00mm2 电力 电缆 定额 乘 以 系数 
1.35; 截面 面积 800 一 1600mm? 的 单 芯 电力 电缆 教 设 ,，, 按 .400mm2? 电力 电缆 定额 乘 以 系 
数 1.85。 

(6) 预 分 支 电 缆 敷 设 分 别 以 主干 和 分 支 电 缆 的 截面 执行 同 截面 电缆 救 设 定额 乘 以 系 
# 1.05, 

(7) 矿物 绝缘 电缆 是 按 BTT 氧化 铂 绝 缘 电 缆 编 制 的 ， 详 见 国标 图 集 09D101 -6， 其 
中 多 芯 的 最 大 单 股 蕉 面 面 积 为 25mm2 以 下 了 高 性 能 防火 柔性 矿物 绝缘 电缆 ， 直 接 执行 相 
应 截面 的 电力 电缆 定额 不 作 调整 : 

(8) 电力 电缆 、 控 制 电缆 敷设 定额 是 将 裸 包 电缆 \- 铠 装 电缆、 屏蔽 电缆 综合 考虑 的 
适用 于 除 矿物 绝缘 电缆 六 BTT) -外 的 所 有 结构 形式 和 型 号 的 电缆 ， 一 律 按 相应 的 电缆 截面 
和 芯 数 执行 定额 。 铝 谷 金 电缆 娄 设 执行 铝 芯 电缆 从 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 15 。 

(9) 本 定额 不 包括 电缆 隔 热 层 、 保 护 层 的 制作 安装 ; 不 包括 电缆 冬季 施工 的 加 温 工作 
和 在 其 他 特殊 施工 条 件 下 的 施工 措施 费 和 施工 降 效 增加 费 。 


(8) 电缆 接头 制作 安装 。 

O 电力 电缆 头 制 作 安 装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 电缆 头 不 同 的 形式 、 工 艺 特征 、 电 缆 等 
级 、 电 缆 材 质 、 截 面 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ;电力 电缆 均 按照 每 一 根 电缆 有 两 
个 终端 头 计算 ; 电力 电缆 中 间 头 按照 设计 规定 计算 ,设计 没有 规定 时 ， 按 照 实际 情况 计算 
或 按 平均 每 250m 计算 一 个 中 间接 头 。 

© 矿物 绝缘 电力 电缆 头 制作 安装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 电缆 头 不 同 的 形式 、 芯 数 及 截 
面 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 每 一 根 电 缆 按 有 两 个 终端 头 计算 ， 中间 接头 按 照 设 
计 规 定 或 实际 数量 计算 。 

© 控制 电缆 头 制作 安装 ,按照 设计 图 纸 区 分 电缆 头 不 同 的 形式 和 芯 数 ， 以 “个 ”为 
单位 计算 工程 量 。 

© 电力 电缆 绝缘 穿刺 线 夹 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 电缆 不 同 的 囊 设 方式 和 主 电缆 截 
面 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

© 本 定额 不 包括 电费 头 制作 安装 的 固定 支架 及 防护 〈 防 雨 ) 单 。 

(9) 防火 阻 燃 装置 安装 。 

O 对 于 防火 封 堵 ， 根 据 设 计 要 求 区 分 不 同 的 封 堵 部 位 、 封 堵 用 的 材料 ， 按 照 设 计 封 


© 
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堵 面 积 ， 以 “m?” 为 单位 计算 工程 量 ， 不 扣除 电费、 支架 所 占 面 积 ， 其 中 保护 管 处 的 防 
火 封 堵 定额 综合 考虑 了 面积 大 小 ， 以 “处 ”为 单位 计算 工程 量 。 

© 对 于 电缆 沟 阻 火 墙 的 制作 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 电缆 沟 不 同 的 尺寸 、 结 构 类 型 
和 不 同 的 封 堵 材 料 ， 按 照 电缆 沟 横 截面 积 ， 以 “m?:*” 为 单位 计算 工程 量 ,不 扣除 电缆 、 
支架 等 所 占 面积 。 

© 刷 防火 涂料 ,按照 设 计 图 纸 和 规范 要 求 ， 区 分 不 同 的 涂 刷 部 位 ， 以 “m? ”为 单位 
计算 工程 量 。 定 额 综合 考虑 了 规范 规定 的 涂 刷 厚 度 ， 执 行 定额 时 涂 刷 部 分 遍 数 ， 以 达到 设 
计 或 规范 要 求 为 准 。 

@ 电缆 沟 阻 火 墙 制 安 中 ， 定 额 未 包括 防火 涂料 的 涂 刷 工作 ， 应 按 设计 和 规范 另行 执 
行 相应 定额 。 








菜 电 缆 数 设 工程 ， 采用 电缆 沟 销 砂 盖 砖 直 埋 ,并 列 粗 设 5 根 VV29 (4X50) 电力 电 
缆 ， 如 图 4-28 所 示 ， 变 电 所 配 电 柜 至 室内 部 分 曲 缆 穿 SC50 钢管 做 保护 ， 共 5m К. Ж 
外 电缆 敷设 共 100m 长 ， 中 间 穿 过 热力 管 沟 ， 在 配 电 间 有 10m F SC50 钢管 保护 。 试 列 出 
预算 项 目 和 工程 量 ， 查 出 对 应 的 定额 编号 。 






T 
热力 电 沟 
5XVV29-(4X50) 








图 4 -28 电缆 茹 设 示意 图 


【 解 】(1) 了 预算 工程 项 目 。 

电缆 救 设 工程 分 为 电缆 沟 挖 填 土方 量 、 电 缆 救 设 、 电 缆 沟 铺 砂 盖 砖 、 保 护 管 救 设 、 电 
缆 终 端 头 制作 等 项 。 

(2) 计算 工程 量 

O 电缆 沟 挖 填 土 方 量 工程 量 : 

(0. 45 十 0.153X4) X100 十 (0.06X5 十 0.3X2)X0.9X15 一 117.68(ms) 

© 电缆 沟 铺 砂 盖 砖 工 程 量 ; 100m 

每 增加 一 根 工程 量 : 100X4=400(m) 

Q 按 图 中 计算 电缆 敷设 工程 量 ， 并 考虑 电缆 在 各 处 预 留 长 度 ， 查 预 留 长 度 系数 表 得 
系数 分 别 为 : 进 建筑 物 2.0m; 变 电 所 进 线 、 出 线 1. от; 电缆 进入 沟 内 1. 5m; 高 压 开关 
柜 及 低压 配 电 箱 2. 0m; 电力 电缆 终端 头 1. 5m。 

电缆 埋 地 数 设 工程 量 : 

1,=(100+ 2.0X2+1.5X2+1.5X2+2.0X2+1.5X2)X (1+2. 5%)=599. 65(m) 

@ 电缆 保护 管 SC50 工程 量 : 

(5+10+1.0X2)X5=85(m) 

© ФИНА ТЖЕ ТАЕ. 85m 
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© 电力 电缆 户 内 热 缩 铜 芯 终端 头 制 作 、 安 装 (1kV 以 下 ， 截 面 面 积 10mm2 以 下 ): 10 个 
计算 结果 见 表 4 一 20。 





表 4-20 电缆 工程 示例 计算 结果 



































序号 定额 编号 工程 项 目 单位 数量 
1 4-9-1 电缆 沟 挖 填 土方 т? 117.68 
2 i=9=2$ 电缆 沟 铺 砂 盖 砖 m 100 
3 4-9-24 每 增加 一 根 m 400 
4 4=9=32 电缆 保护 管 数 设 (钢管 长 度 100 一 150mm 以 内 ) m 85 
5 1-9 -124 电力 电缆 埋 地 敷设 〈 电 缆 截 面 面 积 120mm2? 以 内 ) m 599. 65 
6 4 -9 -134 WARR FEM (rh ARI EL120mm° 以 下 ) m 85 
т 4-9-243 电力 电缆 终端 头 制作 、 安 装 (1kV 以 内 户 内热 缩 式 ) s 10 





3. 控制 设备 及 低压 电器 、 人 金属 构件 与 箱 盒 制 作 安装 

1) 成 套 配 电 柜 ( 箱 、 屏 、 板 ) 安装 

(1) 高 压 成 套 配 电 柜 安装 ,按照 设 计 图 纸 区 分 不 同 母 线形 式 和 配 电 柜 功能 ， 以 “ 台 ” 
为 单位 计算 工程 量 。 

(2) 低压 成 套 配 电 柜 〈 屏 ) 安装 ,以 作 台 ”为 单位 计算 工程 量 ; 集装箱 式 配 电 室 安装 
如 图 4- 29 所 示 ， 以 “t” 为 单位 计算 下 程 量 。 












图 4-29 集装箱 式 配 电 室 安 装 
(3) 落地 式 成 套 配 电 箱 安装 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 岩 入 和 悬挂 式 成 套 配 电 箱根 
据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 方式 和 箱 体 半 周 长 ， 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
(4) 配 电 板 制作 ， 根 据 设计 区 分 不 同 的 材质 ， 以 “m? ”为 单位 计算 工程 量 ; 木板 包 
铁皮 以 “m?” 为 单位 计算 工程 量 ; 配 电 板 的 安装 不 分 材质 ， 根据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 半 
周 长 ， 以 “ 块 ”为 单位 计算 工程 量 。 


























(1) 配 电 箱 安装 定额 中 半 周 长 2. 5m 子 目 考虑 了 扁 钢 接地 ， 其 余 配 电 箱 安装 ( 半 周 长 
1.5m 以 内 ) 均 考虑 裸 铜 线 接地 。 

(2) 挂 墙 明 装 考虑 采用 镀 锌 膨胀 螺栓 固定 ， 谋 入 式 ， 增 加 箱 洞 预 留 的 措施 费用 ,未 考 
虑 配 电 箱 灌 颖 党 用 。 嵌 入 式 综合 考虑 了 混凝土 、 砖 墙 上 两 种 安装 方式 。 
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(3) 混凝土 墙 箱 洞 考虑 采用 放置 木 箱 ， 一 次 性 捧 销 。 

(4) 砖 墙 、 砌 块 墙 考虑 采用 410 钢筋 制作 横梁 。 

配 电 箱 安装 如 图 4 一 30 所 示 。 

定额 是 按 在 确保 工程 质量 的 前 提 下 ， 按 正常 施工 条 件 、 正 常 施工 工艺 、 正 常 施工 组 织 
管理 等 条 件 下 编制 的 ， 对 于 只 埋 空 箱 体 的 工程 ,发 生 时 由 相关 各 方 根据 实际 协商 解决 。 





配 电 箱 在 混凝土 墙 上 明 装 
1 








2 一 钢管 ， 
3 一 配 电 箱 ， 





5 一 膨胀 螺栓 ; 
6 一 载体 




















(a) 配 电 箱 接地 





(с) 配 电 箱 在 墙 上 暗 装 (4) 配 电 箱 在 钢筋 混凝土 墙 上 暗 装 
图 4-30 配 电 箱 安装 


2) 端子 箱 〈 板 ) 安装 

(1) 端子 箱 安装 ,按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 场所 ， 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(2) 端子 板 安装 ， 依 照 图 纸 设计 ， 以 “组 ”为 单位 计算 工程 量 。 

G) 端子 板 外 部 接线 ,按照 设备 盘 、 箱 、 柜 、 台 的 外 部 接线 图 ， 区 分 有 、 无 端子 和 导 
线 截面 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(4) 接线 端子 安装 ， 按 照 设计 图 中 的 电气 接线 系统 图 等 图 纸 ， 区 分 不 同 的 材质 、 工 艺 
和 导线 的 截面 积 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(5) 接线 端子 安装 定额 只 适用 于 导线 ， 电缆 终 端 头 制作 安装 定额 中 已 包括 焊 压 接线 端 
f. 不 得 重复 计算 。 

端子 箱 、 端 子 板 如 图 4- 31 所 示 。 

3) 低压 电器 设备 安装 

(1) 自动 空气 开关 安装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 开关 形式 、 极 数 和 额定 电流 大 小 ， 
以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 
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图 4-31 端子 箱 、 端 子 板 


(2) 刀 型 开关 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 开关 结构 形式 、 种 类 、 单 相 、 三 相 ， 以 
“个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

O 组 合 开 关 安 装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 开关 类 型 “以 “个 ”为 单位 计算 工程 
Ht; 万 能 转换 开关 安装 ,根据 设计 图 纸 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(4) 漏电 保护 开关 安装 : 对 于 单 式 漏电 保护 开关 安装 , 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 极 
数 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 组 合式 漏电 保护 开关 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 
的 回路 数 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(5) 熔断 器 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 类 型 (型 号 ) ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 
量 ， 限 位 开关 安装 ， 根 据 设计 图 纸 ， 区 分 不 同 的 类 型 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(6) 控制 器 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 形式 ， 以 人“ 台 ” 为 单位 计算 工程 其 ;接触 
器 、 启 动 器 、 电 磁铁 安装 ,根据 设计 图 纸 以 “人 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(7) 电阻 器 安 装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 箱 数 ， 以 * 箱 ”为 单位 计算 工程 量 ， 油 浸 频 敏 变 
阻 器 安装 ， 根据 图 纸 设 计 ;- 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(8) 控制 按钮 5 - 电 笛 安装 ,根据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 类 型 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 
量 ;操作 柱 安装 根据 设计 区 分 不 同 的 类 型 ;以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(9) 水 位 电气 信号 装置 安装 .根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 种 类 ， 以“ 套 ”为 单位 计算 工 
程 量 。 

Сто) 测量 表 计 、 继 电器 、 电 磁 锁 、 屏 上 辅助 设备 、 辅 助 电压 互感 器 安装 ， 根 据 设计 
图 纸 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 小 母线 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 ， 以 “m” 为 单位 计算 工程 
Ж; 子 母 钟 安装 ， 按 照 设 计 图 纸 区 分 子 钟 或 母 钟 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

AD 分 流 器 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 载 流 量 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(12) 安全 变压器 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 容量 ， 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 
电 铃 或 音乐 电 铃 安装 ， 根 据 图 纸 设计 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 门铃 安装 ,根据 设计 
区 分 不 同 的 安装 方式 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 风扇 安装 ， 根据 设计 区 分 不 同 的 风扇 
种 类 ， 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(13) 医院 呼叫 系统 安装 。 

O 呼叫 主机 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 主机 容量 〈 即 所 带 的 号 数 )， 以 “人 台 ” 为 
单位 计算 工程 量 。 

© 呼叫 分 机 、 值 班 及 走廊 显示 屏 安装 ， 按 设计 图 纸 数量 ,以 “个 ”为 单位 计算 工 
程 量 。 
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(1) 除 限 位 开关 、 水 位 电气 信号 装置 安装 外 ， 其 他 均 未 包括 支架 制作 、 安 装 ， 发 生 时 
可 执行 第 七 章 相 应 定额 。 

(2) 屏 上 辅助 设备 安装 ， 包 括 标签 框 、 光 字 牌 、 信 号 灯 、 附 加 电阻 、 连 接 片 等 ， 但 不 
包括 屏 上 开 孔 工作 。 

(3) IFA, RETA, HETA, ЕИБ. EAR, RER, BAR, LR, А 
动 快 速 开关 、 电 阻 器 、 变 阻 器 等 定额 内 均 已 包括 接地 端子 ， 不 得 重复 计算 。 

(4) 水 位 信号 装置 安装 ， 未 包括 电气 控制 设备 、 继 电器 安装 及 水 泵 房 至 水 塔 、 水 箱 的 
管线 敷设。 

(5) 风扇 安装 未 包括 风扇 调 速 开关 的 安装 ， 可 另 执行 第 十 四 章 粗 应 项 目 。 吊 风扇 安装 
只 预 留 吊 钩 时 ， 人 工 乘 以 系数 0.4， 其 余 不 变 。 吊 扇 带 灯 扰 行 吊扇 安装 。 

(6) 医院 呼叫 系统 安装 定额 也 适用 于 疗养 院 、 故 老 院 等 需要 护理 对 讲 的 场所 。 


4) 金属 构件 、 箱 盒 制作 安装 

(1) 基础 槽 钢 、 角 钢 制 作 与 安装 ， 根 据 设计 图 纸 、 设 备 布 置 以 “m” 为 单位 计算 工 
程 量 。 

(2) 铁 构件 制作 安装 、 金 属 箱 、 盒 制作 均 是 按照 成 品 的 质量 来 计算 ， 所 谓 成 品质 量 
是 不 包括 制作 与 安装 损耗 量 、 焊 条 质量 ,包括 制作 螺栓 及 连接 件 的 质量 ， 即 成 品质 量 = 铁 
构件 本 身 质量 十 制作 螺栓 质量 卡 连 接 件 质量 。 

G) 电缆 桥架 支撑 架 安装 ， 区 分 制作 或 安装 ， 按 厂家 成 套 供应 的 成 品质 量 ， 以 “t” 
为 单位 计算 工程 量 : 

Са) 铁 构件 制作 安装 ， 按 照 定额 规定 和 设计 图 纸 ， 区 分 不 同 的 构件 类 型 和 制作 、 安 
装 ， 按 成 品质 量 以 “t” 为 单位 计算 工程 量 。 

(5) 金属 箱 、 盒 制作 ， 按 照 设 计 图 纸 ， 按 成 品质 量 以 “kg” 为 单位 计算 工程 量 。 


sa 


(1) 金属 构件 制作 、 安 装 定额 适用 于 本 册 范 围 内 除 滑 和 触 线 支 架 安装 外 的 各 种 支架 、 构 
件 的 制作 与 安装 。 

(2) 电缆 桥架 支撑 架 安 装 适用 于 生产 厂家 成 套 供 货 的 电缆 桥架 的 立柱 、 托 臂 的 安装 。 
定额 综合 考虑 了 采用 螺栓 、 焊 接 和 膨胀 螺栓 三 种 固定 方式 ， 实 际 施 工 中 ， 不 论 采 用 何 种 固 
定 方式 ， 定 额 均 不 做 调整 。 现 场 制作 的 电缆 桥架 支架 、 吊 架 、 支 撑 等 执行 铁 构 件 制作 、 安 
装 定额 。 

(3) 各 种 铁 构件 制作 ， 均 不 包括 镀 锌 、 镀 锡 、 镀 铬 、 喷 塑 等 其 他 金属 防护 费用 ,发生 
时 另行 计算 。 

(4) 铁 构件 分 为 一 般 铁 构件 和 轻型 铁 构 件 , 铁 构件 主体 结构 厚度 在 3mm 以 上 的 为 一 
般 铁 构件 ,主体 结构 厚度 在 3mm 及 以 内 的 铁 构件 为 轻型 铁 构件 。 单 件 质 量 在 100kg 以 上 
的 铁 构件 安装 ， 执 行 第 十 册 《 给 排水 、 采 上 暖 、 燃 气 工 程 》 相 应 定额 。 
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4. 配 管 、 配 线 工 程 

1) 配 管 工程 量 计算 规则 

(1) 各 种 管 路 在 计算 其 长 度 时 ， 均 不 扣除 管 路 中 间 的 接线 箱 、 接 线 盒 、 灯 头 盒 、 开 关 
盒 、 插 座 盒 、 管 件 等 所 占 长 度 。 

(2) 电线 管 、 钢 管 、 防 爆 钢管 敷设 .根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 敷设 方式 和 公称 口径 ， 
以 “100m” 为 单位 计算 工程 量 。 

(3) 可 找 金 属 套 管 敷设 ,根据 设计 区 分 不 同 的 敷设 方式 、 位 置 及 规格 ,以 “100m” 
为 单位 计算 工程 量 ; 对 现 浇 板 处 灯头 盒 至 吊顶 处 灯头 盒 的 保护 管 ， 根 据 设计 图 纸 和 吊顶 到 
现 浇 板 的 实际 高 差 ， 区 分 保护 管 每 根 不 同 的 长 度 ， 以 “10m” 为 单位 计算 工程 量 。 
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定额 中 的 可 挠 金属 套 管 是 指 普 利 卡 金属 管 (PULLKA)。 如 图 全 -32 所 示 。 其 规格 见 
表 4-21。 








84-2 普 利 卡 金属 管 


表 4-21 可 挠 金属 套 管 规格 表 


规 格 | 10# | 12# | 15# |174 |24# | 30# | 38# | 50# | 63# | 76# | 83# |101# 


内 径 (mm) | 9.2 | 11.4 | 14.1 | 16.6 | 23.8 | 29.3 | 37.1 | 49.1 





62.6 | 76.0 | 81.0 | 100.2 
































外 径 (mm) | 13.3 | 16.1 | 19.0 | 21.5 | 28.8 | 34.9 | 42.9 | 54.9 | 69.1 | 82.9 | 88.1 | 107. 3 











(4) 硬 聚 毛 乙 烯 管 、 刚 性 阻 燃 管 、 半 硬 质 阻 燃 管 敷设 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 敷设 
方式 和 敷设 位 置 以 及 公称 口径 ， 以 “100m” 为 单位 计算 工程 量 。 

(5) 套 接 紧 定式 、 扣 压 式 钢 导管 电线 管 数 设 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 敷设 方式 和 部 
位 以 及 管 外 径 ， 以 “100m” 为 单位 计算 工程 量 。 若 用 于 现 浇 混 凝 土 ， 则 需 采 取 防 渗 措 施 ， 
如 图 4-33 所 示 。 

套 接 紧 定 式 、 扣 压 式 钢 导 管 电线 管 定额 ,综合 考虑 了 紧 定式 和 扣压 式 两 种 连接 方式 ; 
在 钢 索 上 敷设 时 执行 钢 结构 配 管 定额 ; 在 轻型 吊顶 内 敷设 时 定额 考虑 了 沿 楼 板 、 吊 项 吊 
杆 、 吊 管 支架 三 种 固定 方式 ， 但 吊 管 支架 的 制作 、 安 装 应 另 套 相 应 定额 。 

(6) ФКИ С. 根据 设计 图 纸 和 施工 规范 要 求 、 区 分 不 同 的 公称 口径 和 每 根 管 长 
度 ， 以 “10m” 为 单位 计算 工程 量 。 
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图 4-33 紧 定式 、 扣 压 式 钢 导 管 (KEE) 及 防 渗 措施 





D/ praz 


金属 软 管 (又 称 蛇 皮 管 ) —# ik k 3]. а aE o htik, ЛЖ 
保护 电缆 或 导线 不 受 机 械 损伤 。 定 额 按 其 内 径 分 别 以 每 根 管 长 列 项 ,> 如 图 4 一 34 所 示 。 





图 4-34 蛇 皮 管 连接 实例 


(7) 接线 箱 安装 ， 区 分 不 同 的 安装 方式 和 箱 体 半 周 长 尺寸 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 
ГЕНЕ, 

(8) 接线 盒 安装 区 分 不 同 的 安装 方式 和 接线 盒 类 型 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 
接线 盒 盖 安装 、 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(9) 动力 配 管 混凝土 地 面 刨 沟 ， 按照 施工 现场 设备 安装 实际 情况 ， 区 分 不 同 的 配 管 公 
称 口径 ， 以 “10m” 为 单位 计算 工程 量 。 

(10) 墙 体 易 槽 ， 根 据 设 计 图 纸 和 建筑 结构 形式 ， 区 分 不 同 的 配 管 公称 口径 ， 以 
“10m” 为 单位 计算 工程 量 。 

(11) 水 钻 打 眼 ， 根 据 实 际 工艺 需要 和 钻头 的 口径 大 小 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 


D 定额 应 用 说 明 


(1) 现 浇 板 灯具 接线 盒 至 吊顶 处 灯具 接线 僵 保 护 管 ， 采 用 的 是 可 挠 金属 套 管 ， 在 吊顶 
内 其 他 部 位 的 同类 型 保护 管 应 执行 “可 挠 金属 套 管 在 吊顶 内 教 设 ” 相 应 项 目 。 

(2) 配 管 定额 是 按照 各 专业 配合 施工 考虑 的 ， 包 括 预 留 预 埋 过 程 中 不 可 避免 的 零星 的 
易 墙 、 间 孔洞 工作 。 对 于 设计 或 工艺 无 法 做 到 配合 预 留 预 埋 的 〈 如 框架 填充 墙 结构 中 使 用 
大 块 或 空心 泡沫 砖 做 填充 墙 、 车 间 机 床 设 备 电 机 口 局 部 位 移 等 )， 应 执行 本 章 的 混凝土 地 
面 蚀 沟 、 墙 体 别 楼 、 打 孔洞 相应 项 目 。 

(3) 管线 埋 地 发 生 挖 填 土 石 方 工作 时 ， 应 执行 本 册 沟 槽 挖 填 定 额 。 

(4) 箱 体 后 墙 及 配 管 处 所 做 墙 面 防 裂 处 理 ， 执 行 建筑 工程 相应 定额 。 





138) 


项 目 4 257 т 





2) 配 管 工 程 量 计算 方法 

配 管 计算 的 方法 可 采用 顺序 计算 方法 、 分 片 划 块 计算 方法 、 分 层 计算 方法 。 顺 序 计算 
方法 : 从 起 点 到 终点 ， 从 配 电 箱 起 按 各 个 回路 进行 计算 ， 即 从 配 电 箱 〈 盘 、 板 ) 一 用 电 设 
备 十 规定 预 留 长 度 。 分 片 划 块 计算 方法 : 计算 工程 量 时 ， 按 建筑 平面 形状 特点 及 系统 图 的 
组 成 特点 分 片 划 块 分 别 计算 .然后 分 类 汇总 。 分 层 计算 方法 : 在 一 个 分 项 工程 中 ， 如 遇 有 
多 层 或 高 层 建筑 物 时 ， 可 采用 由 底层 至 顶层 分 层 计 算 的 方法 进行 计算 。 
配 管 长 度 一 配 管 水 平方 向 长 度 十 配 管 垂直 方向 长 度 

(1) 水 平方 向 敷设 的 线 管 工程 量 计算 。 水 平方 向 敷设 的 线 管 以 平面 图 的 线 管 走向 和 数 
设 部 位 为 依据 ， 并 借用 建筑 物 平 面 图 所 标 墙 、 柱 轴线 尺寸 和 实际 到 达 尺 寸 进行 线 管 长 度 的 
计算 ， 如 图 4- 35 所 示 。 
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п: BV-3X4SC15-WC; m 回 路 ，BV-3 关 4-SC15-WC 


图 4-35 线 管 水 平 长 度 计算 示意 图 


当 线 管 沿 墙 上 暗 数 时 “(WC)， 按 相关 墙 轴线 尺寸 计算 该 配 管 长 度 。 如 ni 回路 ， 沿 四 一 @@、 
@ 一 @@ 等 轴线 长 度 计 算 秆 程 量 ， 其 工程 量 为 (323 十 0.6) 二 2[ 四 一 @ 轴 间 配 管 长 度 ] 十 3.6 
[@ 一 @ 轴 间 配 管 长 度 ] 十 3. 6 二 2[@ 一 加 轴 间 配 管 长 度 ] 十 (3.3 十 0. 6) 二 2[ 引 向 插座 配 管 长 
度 ] 十 3. 3 二 2[ 引 向 灯具 配 管 长 度 ] 一 10. 95m). 

(2) 垂直 方向 敷设 的 线 管 ( 沿 墙 、 柱 引 上 或 引 下 ) 工程 量 计算 。 垂 直方 向 敷设 的 管 
( 沿 墙 、 柱 引 上 或 引 下 )， 无论 明 装 还 是 暗 装 、 其 工程 量 计算 与 楼 层 高 度 及 箱 、 柜 、 盘 、 开 
关 等 设备 的 安装 高 度 有 关 ， 如 图 4 - 36 所 示 。 一 般 来 说 ,拉线 开关 距 顶 棚 200 一 300mm， 
开关 插座 距 地 面 距离 为 1300mm， 配 电 箱 底部 距 地 面 距 离 为 1500mm。 在 此 要 注意 从 设计 
图 纸 或 安装 规范 中 查找 有 关 数 据 。 











图 4-36 引 下 线 管 计算 示意 图 


由 图 4- 36 可 知 ， 拉 线 开关 1 的 配 管 长 度 为 200 一 300mm， 开 关 2 的 配 管 长 度 为 H 一 hn， 
插座 3 的 配 管 长 度 为 昌 一 h， 配 电 箱 4 的 配 管 长 度 为 电 一 hs ， 配 电 柜 5 的 配 管 长 度 为 H—h 。 
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(3) 当 埋 地 配 管 (FO 时 线 管 工程 量 计算 。 图 4- 37 和 图 4- 38 所 示 分 别 为 埋 地 水 平 管 
长 度 示意 图 及 埋 地 管 出 地 面 长 度 示意 图 。 其 中 水 平方 向 的 配 管 计算 方法 按 墙 、 柱 轴线 尺寸 及 
设备 定位 尺寸 进行 计算 , 配 管 长 度 为 Li 十 Lz 十 Ls 十 L4， 均 算 至 各 中 心 处 ; 垂直 方向 的 配 管 ， 
车 电源 架空 引信 ， 穿 管 进入 配 电 箱 САР). 再 进入 设备 ,又 连 开 关 箱 (AK). 再 连 照明 箱 
(AL)。 垂 直方 向 配 管 长 度 为 (hi 十 h)[ 电 源 引 下 线 管 长 度 ] 十 (h 十 设备 基础 高 十 150~~200mm) 
[ 引 向 设备 线 管 长 度 ] 十 (1 十 hs)[ 引 向 刀 开 关 线 管 长 度 ] 十 (4 十 ha)[ 引 向 配 电 箱 线 管 长 度 ]。 
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图 4-37 埋 地 水 平 管 长 度 示意 图 

















( 埋 地 深度 ) 









图 #-38 埋 地 管 出 地 面 长 度 示意 图 
(4) 接线 盒 一 般 发 生 在 管线 分 支 处 或 管线 转弯 ， 如 安装 电器 部 位 开关、 插座 、 灯 
具 、 配 电 箱 ) ,线路 分 支 或 导线 规格 改变 你 水平 敷设 转弯 处 ， 如 图 4-39 所 示 。 


® О ~ ® 




















(a) 平面 位 置 图 (b) 透视 图 


图 4-39 接线 盒 位 置 图 
1 一 接线 盒 ，2 一 开关 盒 ， 3 一 灯头 盒 ; 4 一 插座 盒 








当 线 管 甫 设 长 度 超过 表 4 - 22 中 情况 之 一 时 ， 中 间 应 加 接线 盒 。 
表 4-22 中 间 应 加 接线 盒 的 几 种 情况 














a 管子 长度 每 超过 30m EYN ге 
注 : 
b. 管子 长 度 每 超过 20m 中 间 有 一 个 记 时 
ко T rr 两 个 接线 念 对 于 暗 配 管 其 直角 栖 不 得 超过 三 个 ， 
. 管子 长 度 每 超过 15 [ 时 
— s 1 明 配 管 不 得 超过 四 个 
d 管子 长 度 每 超过 Sm 有 三 个 硒 时 
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3) 管内 穿线 工程 量 计算 

(1) 管内 穿线 工程 量 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 线路 性 质 、 导 线材 质 、 导 线 截 面 ， 以 
“100m 单线 ”为 单位 计算 工程 量 ;管内 穿 多 芯 软 导线 时 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 芯 数 和 
每 芯 的 截面 大 小 ， 以 “100m/ 束 ”为 单位 计算 工程 量 。 管 内 穿线 的 线路 分 支 接头 线 长 度 已 
综合 在 定额 中 ， 不 得 另行 计算 。 

(2) 绝缘 子 配 线 工 程 量 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 绝缘 子 形式 ( 针 式 、 鼓 形 、 蝶 式 ) 、 
绝缘 子 配 线 位 置 〈 沿 屋 架 、 梁 、 柱 、 墙 ， 跨 屋 架 、 梁 、 柱 ， 木 结构 、 顶 棚 内 、 砖 、 混 凝 土 
结构 ， 沿 钢 结构 及 钢 索 ) 、 导 线 截 面 面 积 ， 以 “100m 单线 ”为 单位 计算 工程 量 。 引 下 线 按 
线路 支持 点 至 天 棚 下 缘 距 离 的 长 度 计算 。 

G) 塑料 槽 板 配 线 工程 量 ， 根 据 设计 区 分 模板 敷设 的 不 同位 置 〈 木 结构 、 砖 、 混 凝 土 
结构 ) 、 不 同 导线 截面 积 、 线 式 〈 二 线 、 三 线 )， 按 设计 图 纸 表示 的 模板 长 度 ， 以 “100m” 
为 单位 计算 工程 量 。 

Са) 塑料 护 套 线 明 敷设， 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 芒 数 `( 二 世 、 三 芯 )、 数 设 位 置 
( 木 结构 、 砖 、 混 凝 土 结 构 、 沿 钢 索 ) 、 导 线 截面 ， 以 “100mi/ 束 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(5) 线 槽 配 线 ， 对 于 单线 ， 按 照 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 导线 截面 ， 以 “100m 单线 ”为 
单位 计算 工程 量 ， 对 于 多 芯 软 线 ， 根 据 设计 区 分 不 同 的 芯 数 和 截面 ， 以 “100m/ 束 ”为 单 
位 计算 工程 量 。 

(6) 车 间 带 形 母 线 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 母线 不 同 的 材质 ( 铜 、 锅 、 钢 )、 安 装 位 
置 ( 沿 屋 架 、 梁 、 柱 、 墙 ， 跨 屋 架 、 梁 、 柱 )、 截 面积 ， 以 “100m” 为 单位 计算 工程 量 。 

CT) 盘 、 柜 、 箱 、 板 配 线 , 按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 导线 截面 ， 以 “m” 为 单位 计算 
工程 量 。 

(8) 配 线 在 各 处 进出 线 预 留 长 度 按照 设计 规定 计算 , 设计 无 规定 的 按照 表 4 23 
计算 。 



































жа-з 配 线 在 各 处 进出 线 预 留 长 度 单位 ，m/ 根 
序号 项 Н 预 留 长 度 说 — m 
1 各 种 盘 、 柜 、 箱 、 板 高 十 宽 盘面 尺寸 

i A ` PA) os KERN S isa 

3 继电器 、 控 制 开关 、 信 号 灯 、 按 钮 、 熔 断 器 等 小 电气 0.3 从 安装 对 象 中 心算 起 
4 分 支 接头 0.2 分 支线 预 贸 
5 由 地 面 管子 出 口 引 至 动力 接线 箱 1.0 从 管 口 计算 
6 电源 与 管内 导线 连接 (管内 容 线 与 软 、 硬 母线 接头 ) 1.5 从 管 口 计算 
7 出 户 线 1.5 从 管 口 计 算 














(9) 灯具 、 明 、 暗 开关 、 插 座 、 按 钮 等 预 留 线 , 已 分 别 综 合 在 相应 的 定额 内 ,不 另行 
计算 。 

dO 钢 索 架设 ,根据 设计 图 纸 区 分 钢 索 不 同 的 材质 和 直径 大 小 ， 按 图 示 墙 ( 柱 ) 内 
缘 距 离 ， 以 “100m” 为 单位 计算 工程 量 ; 不 扣除 拉 紧 装置 所 占 长 度 。 





/4 安装 工程 计量 与 计价 /4 


aD 拉 紧 装置 制作 与 安装 ， 拉 紧 装 置 分 母线 拉 紧 装置 和 钢 索 拉 紧 装置 两 种 ， 对 于 母 
线 拉 紧 装置 制 安 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 母线 截面 ， 以 “10 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 
对 于 钢 索 拉 紧 装置 制 安 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 拉 紧 装置 中 花篮 螺栓 直径 的 大 小 ， 以 “10 套 ” 
为 单位 计算 工程 量 。 


seman 


(1) 管内 穿线 中 照明 线路 导线 截面 面积 大 于 6mm? 时 ， 执 行动 力 线路 穿线 相应 定额 。 

(2) 鼓 形 绝缘 子 〈 沿 钢 结构 、 钢 索 ) 、 针 式 绝缘 子 、 蝶 式 绝缘 子 的 配 线 及 车 间 带 形 母 
线 的 安装 均 已 包括 支架 安装 ， 支 架 制 作 另 计 。 木 模板 配 线 执行 塑料 模板 配 线 定额 。 

(3) 盘 、 柜 、 箱 、 板 配 线 仅 适用 于 盘 、 柜 、 箱 、 板 上 的 设备 元 件 的 少量 现场 配 线 ， 不 
适用 于 工厂 设备 的 修 、 配 、 改 工程 。 


4) 管内 穿线 长 度 计 算 方法 
管内 穿线 长 度 = ( 配 管 长 度 十 导线 预 留 长 度 ) 关 同 截面 导线 根 数 
5. 照明 灯具 安装 工程 
(1) 普通 灯具 安装 ， 定 额 分 为 吸 顶灯 具 和 其 他 普通 灯具 两 类 ， 对 于 吸 顶 灯具 安装 ， 根 
据 设 计 图 纸 区 分 灯具 的 灯罩 形状 以 及 不 同 的 灯 丫 直径 或 大 小 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 
量 ; 对 于 其 他 普通 灯具 安装 ， 应 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 灯具 种 类 、 名 称 ， 以 “ 套 ” 为 单 











位 计算 工程 量 。 普 通 灯 具 安 装 适 用 范围 见 表 4- 24, 





&34-24 普通 灯具 安装 定额 适用 范围 



































定额 名 称 灯具 种 类 
灯 单 材质 为 玻璃 或 亚克力 * 灶 口 为 螺 口 、 卡 口 ， 光 源 为 白炽 灯泡 、 节 能 灯 
кшш 管 LED 灯 的 圆 球 独立 豚 顶灯 
КЕТҮ 灯 单 材质 为 玻璃 或 斑 克 力 ， 灯 口 为 螺 口 、 卡 口 ， 光 源 为 白炽 灯泡 、 节 能 灯 
管 、LED 灯 的 独立 半圆 球 吸 项 灯 、 扁 圆 单 吸 项 灯 、 平 圆 形 吸 项 灯 
方形 吸 顶灯 灯 单 材质 为 玻璃 或 亚克力 ， 灯 口 为 螺 口 、 卡 口 ， 光 源 为 白炽 灯泡 、 节 能 灯 
管 、LED 灯 的 独立 矩形 单 吸 顶 灯 、 方 形 单 吸 顶 灯 、 大 口 方 香 吸 项 灯 
软 线 吊灯 利用 软 线 为 垂 吊 材 料 ， 独立 的 材质 为 玻璃 、 塑 料 、 搞 次 形状 如 碗 伞 、 平 
盘 灯 单 组 成 的 各 式 软 线 吊灯 
吊 链 灯 利用 吊 链 作 辅助 悬 员 材料， 独立 的 ， 材 质 为 玻璃 、 塑 料 单 的 各 式 吊 链 灯 
防水 吊灯 一 般 防 水 吊灯 
一 般 弯 脖 灯 圆 球 弯 脖 灯 、 风 雨 壁灯 
一 般 墙 壁灯 各 种 材质 的 一 般 壁 灯 、 镜 前 灯 
座 灯 头 一 般 塑 胶 、 次 质 座 灯头 
帅 花 灯 - 般 花 灯 








(2) 吊 式 艺术 装饰 灯具 安装 ， 根 据 设计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 装饰 物 、 灯 体 
直径 和 灯 体 垂 吊 长 度 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 灯 体 直径 为 装饰 物 的 最 大 外 缘 直径 ， 
灯 体 垂 吊 长 度 为 灯 座 底部 到 灯 梢 之 间 的 总 长 度 。 
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(3) 吸 项 式 艺术 装饰 灯具 安装 ,根据 设计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 装饰 物 、 吸 
盘 的 几何 形状 、 灯 体 直径 、 灯 体 周 长 和 灯 体 垂 吊 长 度 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 灯 体 
直径 为 吸盘 最 大 外 缘 直径 ， 灯 体 半 周 长 为 矩形 吸盘 的 半 周 长 ， 灯 体 的 垂 吊 长 度 为 吸盘 到 灯 
梢 之 间 的 总 长 度 。 
(4) 荧光 艺术 装饰 灯具 安装 ， 对 于 组 合 荧光 灯光 带 ， 根据 设计 图 纸 对 照 示 意图 号 ， 区 
分 不 同 的 安装 形式 和 灯 管 的 数量 ， 以 “m” 为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 内 藏 组 合式 灯 ， 根据 
设计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 灯具 组 合 形式 .以 “m” 为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 发 
光 棚 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 对 照 示 意图 号 ， 以 “时 ”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 立体 广告 灯 
箱 、 荧 光 灯光 沿 ， 根 据 设 计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 以 “m” 为 单位 计算 工程 量 。 灯 具 的 设计 
数量 与 定额 不 符 时 ， 可 根据 设计 数量 加 损耗 量 来 调整 主 材 含量 。 

(5) 几何 形状 组 合 艺 术 灯 具 安 装 ， 根 据 设 计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 安装 方式 
和 灯具 形式 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(6) 标志 、 诱 导 装 饰 灯具 安装 ， 根 据 设计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 安装 方式 ， 
以 “ 套 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(7) 水 下 艺术 装饰 灯具 安装 ， 根 据 设计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 灯具 类 型 ， 以 
“ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

(8) 点 光源 艺术 装饰 灯具 安装 ， 根 据 设计 图 纸 对 照 示 意图 号 ， 区 分 不 同 的 安装 方式 、 
灯具 直径 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 二 灯具 滑 轨 安 装 根据 设计 图 纸 ， 以 “m” 为 单位 计 


















































算 工程 量 。 
(9) 草坪 灯具 安装 ,根据 设计 图 纸 对 照 示 意图 号 ,区 分 不 同 的 灯具 形式 ,以 “ 套 ” 为 
单位 计算 工程 量 。 


(10) 舞厅 灯具 安装 ， 根据 设计 图 纸 对 照 示意 图 号 ， 区 分 不 同 的 灯具 形式 ， 分 别 以 
“ 套 ”“m”“ 台 ”为 单位 计算 工程 量 。 

AD 装饰 灯具 安装 定额 适用 范围 见 表 人 25。 
表 4-25 装饰 灯具 安装 定额 适用 范围 
定额 名 称 灯具 种 类 (形式 ) 


不 同 材质 、 不 同 灯 体 垂 吊 长 度 、 不 同 灯 体 直径 的 蜡烛 灯 、 挂 片 灯 、 








ki sia 串珠 CBD. НИТ, BERAGAN. ЖЮН GPRM MT 
КИИР 不 同 材质 、 不 同 灯 体 垂 吊 长 度 、 不 同 灯 体 几 何 形状 的 串珠 AD. 


串 棒 灯 、 挂 片 、 挂 硫 、 挂 吊 碟 灯 、 玻 璃 〈 带 装饰 ) 灯 





不 同安 装 形式 、 不 同 灯 管 数量 的 组 合 荧光 灯光 带 ， 不同 几何 组 合 
荧光 艺术 装饰 灯具 形式 的 内 藏 组 合式 灯 ， 不 同 几何 尺寸 、 不 同 灯 具 形 式 的 发 光 棚 ， 不 
同形 式 的 立体 广告 灯箱 、 荧 光 灯 光 沿 








不 同 固定 形式 、 不 同 灯 具 形式 的 繁星 灯 、 钻 石 星 灯 、 礼 花灯 、 玻 
几何 形状 组 合 艺术 灯具 璃 罩 钢 架 组 合 灯 、 凸 片 灯 、 反 射 挂 灯 、 简 形 钢 架 灯 、U 形 组 合 灯 
弧 形 管 组 合 灯 








标志 、 诱 导 装 饰 灯具 不 同安 装 形式 的 标志 灯 、 诱 导 灯 
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( 续 ) 
定额 名 称 灯具 种 类 (形式 ) 
水 下 艺术 装饰 灯具 简易 型 彩 灯 、 密 封 型 彩 灯 、 喷 水 池 灯 、 幻 光 型 灯 
点 光源 艺术 装饰 灯具 不 同安 装 形式 、 不 同 灯 体 直径 的 简 灯 、 牛 眼 灯 、 射 条、 轨道 射 灯 
草坪 灯具 各 种 立柱 式 、 墙 壁 式 的 草坪 灯 





歌舞 厅 灯 具 


各 种 安装 形式 的 变色 转盘 灯 、 雷 达 射 灯 、 幻 影 转 彩 灯 、 维 纳 斯 旋转 
彩 灯 、 卫 星 旋转 效果 灯 、 飞 碟 旋 转 效 果 灯 、 多 头 转 灯 、 滚 简 灯 、 频 闪 
灯 、 太 阳 灯 、 雨 灯 、 歌 星 灯 、 边 界 灯 、 射 灯 、 泡 泡 发 生 器 、 迷 你 满 天 
EEI, ERAS (E) 灯 、 多 头 宇宙 灯 、 镜 面 球 灯 、 蛇 光 管 








(12) 荧光 灯具 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 灯具 形式 、 安 装 方式 和 灯 管 数量 ， 以 
“ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 灯具 上 的 电容 器 安装 根据 设计 以 “ 套 ”- 为 单位 计算 工程 量 。 欧 
光 灯 具 安 装 定额 适用 范围 见 表 4- 26. 


表 4-26 荧光 灯具 安装 定额 适用 范围 








定额 名 称 灯具 种 类 
组 装 型 荧光 灯 单 管 、 双 管 、 三 管 、 吊 链 式 从 吸 项 式 、 现 场 组 装 独立 荧光 灯 
成 套 型 荧光 灯 单 管 、 双 管 、 三 管 、 四 管 、 吊 链 式 、 吊 管 式 、 吸 项 式 、 嵌 入 式 、 成 套 独立 荧光 灯 


(13) 嵌入 式 地 灯 安 装 ， 根 据 设 计 区 分 不 同 的 安装 位 置 ， 以“ 








为 单位 计算 工程 其 。 


(14) 工厂 灯 安 装 : 对 于 工厂 日 煌 和 防水 防 侍 灯 的 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 安 


装 方式 ， 以 
类 型 ， 以 “3 








为 单位 计算 王 程 量 ， 对 于 工厂 其 他 灯 上 安装， 根据 设 计 区 分 不 同 的 灯具 


”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 混 光 灯 安装 * 根据 设计 区 分 不 同 的 安装 方式 ， 以 


“ 套 ” 为 单位 计算 工程 其 ; 对 于 烟 身 、 冷 却 塔 、 独 立 塔 架 上 的 标志 灯 安 装 ， 根 据 设 计 区 分 
不 同 的 安装 高 度 ; 以 * 套 ”为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 航空 障碍 灯具 安装 ， 按 图 纸 设计 数 
量 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ;对 于 密封 灯具 安装 ,根据 图 纸 区 分 不 同 的 灯具 名 称 和 类 
型 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 工 厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 定额 适用 范围 见 表 4-27。 








表 4-27 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 定额 适用 范围 




















定额 名 称 灯具 种 类 

W (GC1-A). 广 照 (GC3-A). 深 照 (GC5 - A)， 斜 照 (GC7 - A) ШЖ 
[TJ m} 
asi (GC17-A), ЯШ (GC19- A) 

配 照 (GC1 - В). 深 照 (GC3 - В). 斜 照 (GC5 - C). ИЖ (GC7 - B), W 

工厂 灯 

тыт K (GC19- С). Ж (GC19- B) 

配 照 (GC1 - C), J H£ (GC3- С), 深 照 (GC5- C), $HE (GC7- С), W 
吸 顶 式 工厂 灯 Е а е Ы 

(GC19-C) 

W (GC1- D/E), 广 照 (GC3 - D/E), 深 照 (GC5 - р/Е). 斜 照 (GC7 - D/E). 
SERTI) 
TARL 双 单 (GC19-C), 局 部 深 照 (GC26 - Е/Н) 
BHRT A 配 照 (GC21- 2)， 深 照 (GC23-2) 

R (СС9-А, В, С). 广 照 保护 网 (GC11-A, В, C), 散 照 (GC15 -A、B、 
防水 防 全 灯 š 





C. D. E. Е, G) 





项 目 4 Ин еч 





dD 医院 灯具 安装 ,根据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 灯具 种 类 ， 以 “ 套 ”为 单位 计算 工程 











量 。 医 院 灯 具 安 装 定额 适用 范围 见 表 4- 28, 








表 4-28 医院 灯具 安装 定额 适用 范围 




















定额 名 称 灯具 种 类 
病房 指示 灯 病房 指示 灯 (影剧院 太平 灯 ) 
病房 暗 脚 灯 病房 暗 脚 灯 (建筑 物 暗 脚 灯 ) 
无 影 灯 3 一 12 孔 管 式 无 影 灯 
(16) 浴 霜 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 浴霸 种 类 和 光源 数量 ， 以 “ 套 ”为 单位 计 


算 工程 量 。 


(17) 路 灯 杆 基础 制作 ， 


工程 量 。 


根据 设计 要 求 区 分 不 同 的 混凝土 种 类 以 “m? ”为 单位 计算 


(18) 立 金属 灯 杆 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 杆 长 :以 立根 ”为 单位 计算 工程 量 。 
(19) 杆 座 安装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 路 灯 杆 座 的 条 同 材 质 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工 


(20) 路 灯 悬 挑灯 架 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 路 灯 类 型 、 形 式 和 悬 挑 臂 长 度 ， 
以 “ 套 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(21) 路 灯 灯 具 安 装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 灯具 形式 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 
量 。 路 灯 灯 具 安 装 定额 适用 范围 见 表 .4 29. 





表 4-29 路 灯 灯 具 安 装 定额 适用 范围 表 





















































定额 名 称 灯具 种 类 
maa 8 W K l.2m. 3m ВД РЧ. ХОЗ К Зп, бт 以 内 、5m 以 上 
РТ, их 双 拉 梗 臂 长 3. 5m 以 内 、5m 以 上 
悬 挑 双 臂 架 臂 长 3. 5m 以 内 、5m 以 上 
шыш 成 套 型 崩 长 Sm、5m 以 内 、5m 以 上 
顶 套 式 
组 装 型 臂 长 3m、5m 以 内 、5m 以 上 
对 称 式 2. 5m、5m 以 内 、5m 以 上 
a 成 套 型 
非 对 称 式 2. 5m、5m 以 内 、5m 以 上 
TN 以 内 、5m 以 上 
| 对 称 式 2. 5m、5m Ш. 5m H 
тж 组 装 型 сЕ ш 
非 对 称 式 2. 5m, 5m 以 内 、5m 以 上 
中 杆 灯 杆 成 套 型 灯火 数 ; 7、9、12、15、20、25 
高 11m 以 下 组 合 型 灯火 数 ; 7、9、12、15、 20, 25 
路 灯 灯 具 敞开 式 、 双 光源 式 、 密 封 式 、 悬 吊 式 
大 马路 弯 灯 Ж 1200тт 以 下 、 臂 长 1200mm 以 上 
庭院 路 灯 柱 灯 3 火 以 下 、7 火 以 下 
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(22) 路 灯 照 明 配件 安装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 配件 种 类 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 
工程 量 ， 对 于 路 灯 地 下 控制 接线 箱 ， 根 据 图 纸 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
(23) 大 马路 弯 灯 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 臂 长 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
(24) 庭院 路 灯 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 灯头 〈 火 ) 数量 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计 
算 工 程 量 。 
(25) 景观 照明 器 具 安 装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 灯具 种 类 、 类 型 ， 分 别 以 “m?” 
“m”“ 套 ”“ 根 ”为 单位 计算 工程 量 。 
(26) 艺术 喷泉 照明 系统 ,工程 量 计算 按 下 列 规定 执行 。 
O 音乐 喷泉 控制 设备 安装 ， 按 图 纸 设 计 区 分 不 同 的 控制 设备 功能 ， 以 “ 台 ” 为 单位 
计算 工程 量 。 
O 喷泉 特技 效果 控制 设备 摇摆 传动 器 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 ， 区 分 不 同 的 播 摆 形 式 和 
功率 大 小 ， 以 “ 台 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
图 艺术 喷泉 照明 中 水 下 彩色 照明 安装 ， 根 据 设计 图 纸 * 区 分 不 同 的 灯具 形式 和 规格 
尺寸 ,以 “m” 为 单位 计算 工程 量 ; 水 上 辅助 照明 中 的 彩色 灯 阵 安装 ， 根 据 设计 图 纸 ， 区 
分 不 同 的 灯具 类 型 以 “m?*” 为 单位 计算 工程 量 ; 其 他 灯具 根据 设计 图 纸 ， 区 分 不 同 的 灯 
具 类 型 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
(27) 普通 开关 、 按 钮 安装 : 对 于 明 装 拉线 开关 、 跷 板 开 关 ， 根据 设计 图 纸 以 “ 套 ” 
为 单位 计算 工程 量 ;对 于 跷 板 暗 开关 交 根 据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 控制 方式 、 联 数 ， 以 
“ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 一 般 按 钮 安装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 方式 ， 以 
“ 套 ”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 密闭 开关 安装 ， 根 据 设计 图 纸 区 分 电流 大 小 ， 以 “ 套 ” 为 
单位 计算 工程 量 。 
(28) 声控 延 时 开关 柜 门 触动 开关 、 风 扇 调 速 开 关 安 装 ， 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 
开关 种 类 ， 以“ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
(29) 集中 空调 开关 、 自 动 干 手 装置 二 卫生 洁具 自动 感应 器 安装 ， 根 据 设计 图 纸 ， 以 
“ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
GO 床头柜 集 控 板 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 开关 数量 ， 以 “ 套 ” 为 单位 计算 
THR. 
(31) 插座 安装 : 对 于 普通 择 座 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 方式 、 额 定 电流 、 供 电 
方式 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 防爆 插座 安装 ,根据 图 纸 设计 区 分 不 同 的 额定 电 
流 和 供电 方式 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ; 对 于 多 联 组 合 开关 搬 座 安装 ， 根据 设计 图 纸 
区 分 不 同 的 安装 方式 和 联 数 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 地 面 插座 安装 ， 根 据 设计 
图 纸 区 分 不 同 的 额定 电流 、 供 电 方式 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 


nm 


(1) 各 型 灯具 的 引导 线 、 各 种 灯 架 元 器 件 的 配 线 ,， 除 另 注 明 者 外 ， 均 按 灯 具 自 带 考 
虑 ;如 灯具 未 带 ， 执 行 定额 时 ， 应 计算 该 部 分 主 材 费 ， 其 余 不 变 。 

D 各 型 灯具 的 支架 制作 安装 ， 除 另 注 明 者 外 ， 均 未 考虑 在 定额 内 。 

(3) 装饰 灯具 、 路 灯 、 投 光 灯 、 碘 钨 灯 、 氨 气 灯 、 烟 向 或 水 塔 指示 灯 、 航 空 障碍 灯 
均 已 考虑 了 一 般 工程 的 高 空 作业 因 素 ， 其 他 器 具 安装 高 度 如 超过 5m， 则 应 按 册 说 明 中 规 
定 的 系数 另行 计算 操作 高 度 增加 费 。 
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(4) 装饰 灯具 定额 项 目 与 示意 图 号 配套 使 用 。 艺 术 喷 泉 照 明 系统 和 航空 障碍 灯 安 装 中 
的 控制 箱 、 柜 ， 执 行 本 册 第 四 章程 序 控制 箱 、 柜 安装 定额 。 

(5) 本 章 仅 列 高 度 在 10m 以 内 的 金属 灯 柱 安装 项 目 ， 其 他 不 同 材 质 、 不 同 高 度 的 灯 
Ë (H) 安装 可 执行 第 十 一 章 相应 定额 。 灯 柱 穿线 执行 第 十 三 章 管内 穿线 相应 子 目 。 

(6) 灯具 安装 定额 内 已 包括 利用 摇 表 测量 绝缘 及 一 般 灯 具 的 试 竞 工作， 但 不 包括 程控 
调 光 控制 的 灯具 调试 工作 。 

(7) 路 灯 安 装 适用 于 工厂 厂区 、 住 宅 小 区 内 的 路 灯 安 装 ， 上 述 区 域外 的 或 安装 高 度 超 
过 本 章 定额 子 目 所 列 高 度 限制 的 路 灯 安 装 应 执行 市 政 定额 相关 项 目 。 

(8) 本 章 的 标志 、 诱 导 装 饰 灯 、 应 急 灯 ,为 一 般 不 带 地 址 模块 的 灯具 ,对 带 有 地 址 模 
块 的 应 急 、 标 志 、 诱 导 、 芍 散 指示 的 智能 疏散 照明 灯具 的 安装 应 执行 消防 册 相 应 定额 。 灯 
具 安 装 定额 除 注 明 者 外 ， 适 用 于 LED 光源 的 所 有 灯具 安装 。 

(9) 并 联 的 双 光 源 、 三 光源 灯具 安装 ， 执 行 点 光源 艺术 装饰 灯具 相应 定额 人 工分 别 乘 
以 系数 1.2 和 1.4。 

(10) 带 保险 盒 的 开关 执行 拉线 开关 、 闻 板 开关 明 半 定额， 带 保险 金 的 插座 、 须 刨 插座 
执行 相同 额定 电流 的 单 相 插座 定额 ， 钥 是 取 电 器 执行 单 联 单 控 开 关 安 装 定额 。 床 头 柜 中 的 多 
线 插座 连 插头 安装 根据 插座 连 插头 个 数 执行 相应 的 床头柜 集 控 板 安装 定额 人 工 乘 以 系数 0.8. 


6. 防 雷 及 接地 装置 工程 

(1) 避雷 针 制 作 ， 根 据 设 计 区 分 不 同 的 型 钢 类 型 和 针 体 长 度 ， 以 “ 根 ” 为 单位 计算 工 
程 量 。 

(2) 避雷 针 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 场合 和 针 体 长 度 ， 以 “ 根 ” 为 单位 计 
算 工 程 量 。 

(3) 独立 避雷 针 塔 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 高 度 ， 以 “ 基 ” 为 单位 计算 工 
程 量 ;半导体 少 长 针 消 雷 装置 由 制造 厂 成 套 供 货 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同安 装 高 度 ， 以 
“ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

Са) 避雷 针 拉 线 安装 根据 设计 图 纸 以 “组 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(5) 避雷 引 下 线 融 设 ， 按 照 设 计 图纸 区 分 不 同 的 数 设 部 位 和 敷设 方式 ， 以 “10m” 为 
单位 计算 工程 量 ， 利 用 建筑 物 内 主 筋 作为 接地 引 下 线 ， 每 一 根 柱子 内 按 焊 接 两 根 主 筋 考 
虑 ， 如 果 焊 接 主 筋 数 超过 两 根 时 ， 可 按 比例 调整 . 断 接 卡子 制作 安装 ， 根据 设计 以 “ 套 ” 
为 单位 计算 工程 量 ;接地 检查 井 内 的 断 接 卡子 安装 按 每 套 计算 。 断 接 卡 子 箱 按 设计 图 
纸 要 求 ， 以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(6) 避雷 网 安装 ,根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 安装 部 位 ， 以 “10m” 为 单位 计算 工 
程 量 。 

(7) 均 压 环 籼 设 .根据 设计 图 纸 以 作为 均 压 环 的 圈 梁 中 心 线 为 准 测量 ， EREE 
以 “10m” 为 单位 计算 工程 量 ; EAR ЕЛ! ЕРИН Ей. MERES. пр 
按 比例 调整 。 189 

(8) 接地 极 ( 板 ) WE, ZR. 按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 型 钢 和 土质 
以 “ 根 ” 为 单位 计算 工程 量 ; 接地 极 长 度 按照 设计 长 度 计 算 , 设计 没 规 定 
时 ， 每 根 按照 2. 5m 计算 ,车 设计 有 管 帆 时， 管 帆 男 按 加 工件 计算 。 
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(9) 接地 板 制作 安装 ,按照 设计 图 纸 区 分 不 同 的 材质 ， 以 “ 块 ” 为 单位 计算 工程 量 。 
利用 底板 钢筋 作 接地 极 的 ,根据 设计 图 纸 ， 计算 底板 钢筋 连接 成 一 个 整体 的 面积 ， 以 
“m2” 为 单位 计算 工程 量 。 

(10) 接地 母线 敷设 ， 对 于 明 敷 设 ， 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 敷设 部 位 ， 以 “10m” 
为 单位 计算 工程 量 ， 对 于 砖 、 混 凝 土 暗 敷设 和 埋 地 敷设 ,按照 设计 图 纸 区 分 不 同 截面 ， 以 
“10m” 为 单位 计算 工程 量 。 对 于 铜 接地 绞 线 甫 设 ， 根 据 设计 区 分 不 同 的 截面 ， 以 “10m” 
为 单位 计算 工程 量 。 

(11) 接地 母线 、 避 雷 网 敷设 其 长 度 按 施工 图 设计 水 平和 垂直 规定 长 度 另 加 3.9% 的 附 
加 长 度 〈 包 括 转弯 、 上 下 波动 、 避 绕 障碍 物 、 搭 接头 所 占 长 度 ) 计算 。 

(12) 接地 沟 挖 填 土 ， 根 据 设 计 和 现场 实际 区 分 不 同 的 土质 ， 以 “ms ”为 单位 计算 工 
程 量 ， 沟 槽 尺寸 应 按 设计 图 纸 的 要 求 ， 设 计 无 要 求 时 ， 沟 底 宽 按 -0. 4m、 上 口 宽 为 0. 5m、 
WRH 0.75m (每 米 沟 长 土方 量 为 0. 34m?) 计算 。 

(13) 等 电位 装置 及 构架 接地 安装 。 

O 接地 跨 接 及 等 电位 导体 连接 ,无 论 是 接地 跨 接 或 是 导体 间 的 等 电位 连接 ， 区 分 不 
同 的 连接 方式 (焊接 、 压 接 、 火 泥 熔 接 )， 以 “处 中 为 单位 计算 工程 量 ， 每 一 连接 点 为 
一 处 。 

O 等 电位 端子 箱 安装 ， 按 设计 图 纸 数量 以 “ 套 ” 为 单位 计算 工程 量 。 

© 构架 接地 ， 按 设计 图 纸 以 “处 ”为 单位 计算 工程 量 ， 户 外 配 电 装置 构架 均 需 接地 ， 
每 副 构 架 按 一 处 计算 。 

@ 接地 检测 井 ， 根据 设计 图 纸 数量 ,以 “个 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(14) 电 涌 保护 器 安装 。 根 据 设计 图 纸 数量 ,以 让 个 ”为 单位 计算 工程 量 。 


(1) 本 章 定额 不 适用 于 爆破 法 施工 数 设 接地 线 、 安 装 接地 极 ， 也 不 包括 高 电阻 率 土 壤 
地 区 采用 换 土 或 化 学 处 理 的 接地 装置 及 接地 电阻 测 试 工作 。 

(2) 本 章 定 额 中 ,避雷 针 的 安装 、 半 导体 少 长 针 消 雷 装置 安装 是 按 成 品 考虑 计 入 的 ， 
均 已 考虑 了 高 空 作 业 的 因素 ， 装 在 木村 、 水 泥 杆 上 的 避雷 针 还 包括 了 避雷 引 下 线 的 安装 。 
接地 检查 并 是 按 塑料 成 品 检查 并 考 虑 的 。 

G) 独立 避雷 针 塔 定额 是 按 成 品 只 考虑 安装 ， 其 加 工 制作 执行 本 册 “ 一 般 铁 构件 ” 制 
作 项 目 。 

(4) 平 屋顶 上 烟 向 及 凸 起 的 构筑 物 所 作 和 避雷针， 执行 “避雷 网 安装 ”项 目 。 

(5) 利用 建筑 物 主 筋 做 引 下 线 的 ， 定额 综 合 考 虑 了 各 种 不 同 的 钢筋 连接 方式 ,执行 定 
额 不 作 调 整 。 利 用 铜 绞 线 作 接地 引 下 线 时 ， 配 管 、 穿 铜 绞 线 执行 本 册 十 二 章 、 十 三 章 相应 
项 目 。 

(6) 防 雷 均 压 环 安装 定额 是 按 利用 建筑 图 梁 内 主 筋 作 为 防 雷 接地 连 线 考虑 的 ， 如 果 采 
用 单独 敷设 的 扁 钢 或 国 钢 做 均 压 环 时 ， 执 行 本 章 接 地 母线 砖 、 混 凝 土 结构 暗 数 定额 。 

(7) 柱子 主 筋 与 图 梁 钢 筋 焊接 ,每 处 按 两 根 钢筋 考虑 。 设 计 利 用 基础 梁 内 两 根 主 筋 焊 
接连 通 作为 接地 母线 时 ， 执 行 均 压 环 甫 设 定 额 。 
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(8) 接地 母线 埋 地 救 设 定额 未 包括 接地 沟 挖 填 土 ， 应 执行 第 九 章 沟 槽 挖 填 定 额 。 

(9) 接地 跨 接 及 等 电位 导体 连接 定额 ， 适 用 于 建筑 物 内 外 的 防 雷 接地 、 保 护 接地 、 工 
作 接 地 及 金属 导体 间 (如 金属 门窗 、 栏 杆 、 金 属 管 道 等 ) 的 等 电位 连接 。 

(10) 浪 涌 保 护 器 ， 本 册 只 包括 电源 保护 级 的 保护 器 安装 ， 其 他 如 信号 设备 保护 级 的 ， 
应 执行 其 他 相应 册 定 额 。 

7. 电气 设备 调试 工程 

(1) 送 配 电 装 置 系统 调试 ， 根 据 设计 图 纸 和 定额 规定 的 划分 条 件 ， 区 分 不 同 的 电压 等 
级 ， 以 “系统 ”为 单位 计算 工程 量 ; 供电 回路 中 的 断路 器 、 母 线 分 段 断路 器 皆 作 为 独立 的 
供电 系统 计算 ,定额 丝 按 一 个 系统 一 侧 配 一 台 断 路 器 考虑 ， 若 两 侧 丝 有 断路 器 时 ， 则 按 两 
个 系统 计算 。 

(2) 送 配 电 装置 系统 调试 中 的 1kV 以 下 交流 供电 系统 调试 按 系 统 图 的 设计 要 求 和 
定额 说 明 中 的 规定 ， 以 “系统 ”为 单位 计算 工程 量 。 

(3) 独立 的 接地 装置 调试 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 地 极 根 数 ， 以 “组 ”为 单位 计算 
工程 量 ， 如 一 台 柱 上 变压器 有 一 个 独立 的 接地 装置 `. 即 按 一 组 计算 。 避 雷 针 接地 调试 ， 每 
一 避雷 针 均 有 单独 接地 网 (包括 独立 的 避雷 针 、 烟 向 避雷 针 等 ) 时 ， 均 按 一 组 计算 。 对 于 
利用 建筑 物 基础 作 接地 或 沿 建筑 物 外 沿 敷 设 的 接地 母线 作 接地 的 ， 均 按 一 组 计算 接地 装置 
调试 。 


sa 


(1) 送 配 电 装置 系统 调试 中 的 1kV 以 下 交流 供电 系统 调试 。 

O 定额 适用 于 所 有 假 压 供 电 回路 ， 如 从 低压 配 电 装置 至 分 配 电 箱 的 供电 回路 (包括 
照明 供电 回路 )。 

@ 从 配 电 箱 直 接 至 电动 机 的 供电 回路 书包 括 在 电动 机 的 系统 调试 定额 和 内。 移动 式 电 
器 和 以 插座 连接 的 家 电 设备 不 计算 调试 费用 。 配 电 箱 内 只 有 开关 、 熔 断 器 等 不 含 调试 元 件 
的 供电 回路 ， 则 不 再 作为 调试 系统 计算 。 

图 凡 供 电 回路 中 带 有 仪表 、 继 电器 、 电 磁 开 关 等 调试 元 件 的 〈 不 包括 刀 开 关 、 保 险 
器 ) ， 均 按照 调试 系统 计算 。 

@ 送 配 电 系统 调试 包括 系统 内 的 电缆 试验 、 绝 缘 耐 压 试验 等 调试 工作 。 桥 行 接线 回 
路 中 的 断路 器 、 母 线 分 段 接线 回路 中 的 断路 器 均 作 为 独立 的 供电 系统 计算 。 

© 公 建 、 住 宅 等 民用 工程 中 的 从 低压 配 电 装 置 至 分 配 电 箱 的 供电 回路 作为 供电 回路 
计算 。 供 电 系统 的 末端 箱 中 直接 向 用 电器 具 (灯具 、 插 座 、 插 座 箱 、 户 内 开关 箱 ) 的 供电 
回路 ， 不 计算 送 配 电 系统 调试 。 

(2) 电气 调试 定额 的 费用 包括 如 下 内 容 。 

Ф 电气 调试 所 需 的 电力 消耗 ， 试验 用 的 消耗 材料 及 仪表 使 用 费 。 

О 试验 前 的 看 图 ,试验 后 的 记录 整理 及 原理 图 的 改正 工作 费用 。 

@ 各 系统 设备 元 件 的 单独 调试 费用 。 

(3) 电气 调试 定额 的 费用 不 包括 如 下 内 容 。 

@ 试验 用 仪表 、 器 材 及 试验 机 构 的 场 外 转移 费 。 








安装 工程 计量 与 计价 
О 水 力 装 置 及 热力 装置 的 自动 元 件 调试 工作 费用 。 
O 各 系统 的 调试 定额 中 利用 示波器 照相 所 需 的 党 用 。 


8. 消耗 量 定额 相关 费用 的 规定 

(1) 脚手架 搭 拆 费 : 按 定额 人 工 费 (10kV 以 下 架空 配 电线 路 工程 、 路 灯 工 程 、 单 独 
承担 的 室外 直 埋 敷设 电缆 工程 除外 ) 的 5% 计算 . 其 费用 中 人 工 费 占 35%。 

(2) 建筑 物 超 高 增加 费 : 在 建筑 物 层 数 大 于 6 层 或 建筑 物 高 度 大 于 20m 以 上 的 工业 与 
民用 建筑 上 进行 安装 时 ， 按 表 4 - 30 计算 建筑 物 超 高 增加 的 费用 ， 其 费用 中 人 工 费 

















H 65%. 
表 4-30 建筑 物 超 高 增加 费 系数 表 
建筑 物 高 度 (m) <40 | <60 | <80 | <100 | <120 | <140 <160 | <180 | <200 
建筑 层 数 (B) <12 | <18 | <24 | <30 | <36 /s<42 | <48 | <54 <60 





按 人 工 费 的 百分比 (%) 6 10 14 21 31 40 49 58 68 





























(3) 操作 高 度 增 加 费 : 本 册 定 额 操作 物 高 度 是 按 距 楼 面 或 地 面 5m 以 内 考虑 的 ， 当 操 
作物 高 度 超 过 5m 时 ， 超 过 部 分 工程 量 其 定额 人 工 、 机 械 乘 以 表 4- 31 的 系数 。 
表 4-3T 操作 高 度 增加 费 系 数 表 
操作 物 高 度 (m) xio, <a <50 





系 数 1.1 1.2 1.5 


注 : Ë. 418 Y B ИЖ E Wm А. An C yé Т. Pt ЖЛ, ААТ, Ара а KORRA AT. HDT R. 
竖 直 通道 电缆 、10kV 及 以 下 架空 线路 工程 3 不 执行 本 条 规定 。 


(4) 净 高 小 于 1.6m 的 楼 层 、 断 面 小 于 4m? 且 大 于 2m? 的 隧道 或 洞 内 进行 安装 的 工 
В. 定额 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.12. 

(5) 在 管 井 内 、 竖 井 内 、 断 面 小 于 或 等 于 2m? 的 隧道 或 洞 肉 、 封 闭 吊顶 天 栅 内 安装 的 
工程 〈 竖 井 内 敷设 电缆 项 目 除外 )， 定额 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 16. 
(6) 其 他 说 明 。 
Ф 本 册 定 额 不 包括 10kV 以 上 电压 等 级 的 配 电 、 输 电 、 用 电 设 备 及 装置 安装 ， 工 程 应 
用 时 ， 应 执行 电力 行业 相应 的 定额 。 
© 本 册 定 额 不 包括 电气 设备 及 装置 配合 机 械 设备 进行 单 体 试 运转 和 联合 试 运转 工作 
内 容 〈 发 电厂 项 目 除外 ) 。 该 部 分 应 按 合 同 约定 另行 计算 。 
图 本 册 定 额 涉及 的 螺栓 均 按 自 备考 虑 ， 某 些 设 备 、 器 具 的 安装 固定 用 螺栓 若是 配套 
带 来 的 ， 在 执行 相关 定额 子 目 时 可 扣除 。 


КЕЩ 工 程 量 计算 任务 实施 


下 面 ,我 们 就 对 本 项 目 工作 任务 图 纸 中 的 某 商务 办 公 楼 一 层 电器 照明 工程 和 防 雷 接地 
工程 进行 工程 量 计算 ， 其 计算 书 见 表 4- 32— 3 4-34. 
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表 4-32 电器 照明 工程 量 计算 书 




























































































工程 名 称 : 某 商务 办 公 楼 一 层 电 气 照明 工程 第 页 共 页 

序号 项 目 名 称 数量 计算 过 程 

= 配 电 箱 1ALI 管线 工程 量 
(一 ) | WLL 回路 

1 配 电 箱 LALI 到 @、@ 轴 线 之 间 走 廊 灯 

1.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 5.95 | (4.2 一 1.5 一 0.25)( 垂 直 ) 十 3. 5( 水 平 ) 
112] AFR BV-2. 5mm? m | 13.18 | [5.95+(0.25+0.39)(1AL1 预 留 )]X2 
2 O . 〇 轴线 之 间 走 廊 灯 到 开关 

2.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 3.73 0. 834-04, 2—1.3› FX: 

2.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 7.46 | 3.73х2 

3 O OMA .@ 轴 灯具 

3,1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 4.81 4. 84( 水 平 ) 

3.2 | 管内 穿线 BV- 2. 5mm? 和 “| 9.68 4. 84X2 

1 回 .@ 轴 到 开关 

4.1 ЖИЙ SC15 m | 1.02 1. 0203р), 

4.2 | AFR BV-2. 5mm? m | 2.04 1⁄92x2 

5 Ф.Ф) QO tr R. 

5.1| BEHR SCIS m 74.02 4. 02( 水 平 ) 

5.2 | 管内 穿线 BV +2. 5mm? m 2.06 | 4.02X3 

6 @.D 轴 走廊 灯 到 楼 梯 走廊 灯 和 开关 

2.14(@、 Я ЕТ) +0. 950 

| RRRS “Бы бор коза киы и М тЫ 
6.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 11.98 | 5.99X2 

т ОФ) .@ 轴 走廊 灯 

7.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 4.02 1. 02( 水 平 ) 

7.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? т | 12.06 | 4.02Х3 

8 O OMAD ОЕ вт 

8.1 镀 锌 钢管 SC15 m 4.02 4. 02( 水 平 ) 

8.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 8.04 4.02X2 

9 图.@ 轴 走廊 灯 到 开关 

9.1 | @#ШЁ#5С15 m | 4.85 1.9503) (4.2—1.3) GRF) 

9.2 管内 穿线 BV 一 2. отт? m 9.7 4.85X2 
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WZ 安装 工程 计量 与 计价 ш 


































































































( 续 ) 
计量 š 
序号 项 目 名 称 单位 数量 计算 过 程 
10 | Ф.О) ФЕ Т 
10.1 | Й 5С15 m | 4.02 4. 02( 水 平 ) 
10.2] 管内 穿线 BV - 2. 5mm? т | 12.06 | 4.02Х3 
11 回 .@ 轴 到 @ .@ 轴 走廊 灯 
11.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 4.02 4. 02( 水 平 ) 
11.2] 管内 穿线 BV-2.5mm2 m | 8.04 4.02X2 
12 | O OMAD OMEN 
12.1 镀 锌 钢管 SC15 m 4.02 4.020) 
12.2 | WI BV- 2, 5mm? m | 12.06 | 4.023 
13 四 .加 轴 走 廊 灯 到 开关 
13.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 3.72 0.820 K3F)+(4.2—1.3) FR DD 
13.2] 管内 穿线 BV -2.5mm m “fy 7:44 3.72X2 
WLI 回路 汇总 
镀 锌 钢管 SC15 m | 54.22 
管内 穿线 BV - 2. 5mm? m | 125.8 
(二 ) | WL2 回路 
配 电 箱 1AL1 到 卫生 间 @ 轴 和 中 轴 交 汇 
处 走廊 灯 
1:1 镀 锌 钢管 SG15 т] 28.63 | (4.2 一 1.5 一 0.25)( 垂 直 ) 十 26.18( 水 平 ) 
1.2 | 管内 穿线 BV- 2.5mm2 m | 58.54 | [28.63 十 (0.25 十 0.39)(1ALI1 预 留 )]X2 
2 @ 轴 和 @ 轴 交汇 处 走廊 灯 到 右 下 开关 
#81 ЙЕ 5С15 m | 3.63 0.73( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. З) FAEH) 
2.2 | AFR BV- 2. 5mm? m | 10.89 | 3.63X3 
н @ 轴 和 中 和 轴 交 汇 处 走廊 灯 到 男 卫 开关 和 
防水 防 尘 灯 
3.1 | BERRE 5С15 m | 5.56 2. 66( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. D GEH) 
3.2 | ”管内 穿线 BV - 2. 5mm? m | 16.68 | 5.56X3 
4 男 卫 防 水 防 尘 灯 到 排 气 记 
4.1 | RRE 5С15 m | 1.02 1. 02( 水 平 ) 
4.2 | WN BV - 2. 5mm? m | 2.04 1.02X2 
5 @ 轴 和 中 轴 交汇 处 走廊 灯 到 北 走廊 灯 
5.1 | @#ШЁ5С15 m | 1.95 1. 95( 水 平 ) 
5.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 5.85 1.95X3 
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( 续 ) 
序号 项 目 名 称 ы йш 计算 过 程 
6 北 走廊 灯 到 女 卫 开关 
6.1 | ЖР 5С15 m 1 1. 00( 水 平 ) 
6.2 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 3 1.00X3 
可 女 卫 开 关 到 女 卫 防 水 防 尘 灯 
7.1 | W 5С15 m | 4.52 1. 62( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. D(F REH) 
7.2 | 管内 穿线 BV - 2. 5mm? m |13.56 | 4.52X3 
8 女 卫 开关 到 女 卫 排 气 扇 
8.1 镀 锌 钢管 SC15 m 1.3 1.3( 水 平 ) 
8.2 | 管内 穿线 BV- 2. 5mm? m | 2.6 1⁄4X2 
WL2 回路 汇总 
镀 锌 钢管 SC15 m |476] 
管内 穿线 BV - 2. 5mm? m. | 13.16 
(三 ) | міз 回路 
1 配 电 箱 1AL1 到 北 休息 室 右 下 荧光 灯 
11 РЕНИ 5С15 : m | 11.29 K &.840K3F)+(4.2—1.5—0.25) (RB И) 
12 管内 穿线 BV - 2.5mm2 m | 23.86 [11.29+(0.25+0.39)(1AL1 预 留 )]X2 
2 北 休息 室 右 下 荧光 籽 到 右 下 开关 
2:1] ШЕШ 5С15 m | 2.02 2. 02( 水 平 ) 
2.2 | 管内 穿线 BV 2. отт? m | 8.08 2.02( 水 平 )X4 
3 开关 垂直 
3.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.9 (4. 2 一 1.3)( 开 关 垂 直 ) 
3.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? т | 8.7 2.9X3 
北 休息 区 北 数 第 三 排 西数 第 四 列 ( 简 称 
北 3 西 4) 到 北 2 西 4 荧光 灯 
4.1 Н 5С15 m | 21 2.1( 水 平 ) 
4.2 管内 穿线 BV - 2. отт? m 6.3 2.1X3 
北 休息 区 北 2 西 4 到 北 1 西 3 西 4 和 北 
2 西 3 荧光 灯 
5.1 ЖИЕ 5С15 m 10 (4 十 4 十 2)( 水 平 ) 
5.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 20 10x2 
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( 续 ) 
计量 
序号 项 目 名 称 单位 数量 计算 过 程 
6 北 休息 区 北 3 西 4 到 北 3 西 3 荧光灯 
6.1 | WEN 5С15 m 4 4( 水 平 ) 
6.2 | 管内 穿线 BV-2.5mm m 12 4X3 
7 北 休息 区 北 3 西 3 到 北 3 西 2 荧光 灯 
RI ЖШ 5С15 т 4 4( 水 平 ) 
7.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 8 4X2 
8 北 休息 区 北 3 西 2 到 北 3 西 1 
8.1 镀 锌 钢管 SC15 m 4 4( 水 平 ) 
8.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 12 4X8 
9 北 休息 区 北 3 西 1 到 左下 开关 
9.1 镀 锌 钢管 SC15 m 2 2( 水 平 ) 
9.2 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 8 2х4 
10 左下 开关 垂直 
10.1 | ЕР 5С15 m 2.9 (A.2—1:3) (FREH) 
10.2] 管内 穿线 BV -2.5mm° m | 8.7 2. 9%3 
11 北 休息 区 北 3 西 1 到 北 2 西 工 荧光 灯 
11.1 | 镇 锌 钢管 SC15 m | Al 2.1( 水 平 ) 
11.2 | 管内 穿线 BV - 23mm? її | 6.3 2.1X3 
12 北 休息 区 北 z 西 1 到 北 2 西 2. 北 1 西 1 
西 2 荧光 灯 
12.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 10.1 (2.1 十 4 十 4) (垂直 ) 
12.2] 管内 穿线 BV -2. 5mm? m | 20.2 10.1X2 
WL3 回路 汇总 
镀 锌 钢管 SC15 m | 57.41 
管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 142. 14 
(Щ)| Wia 回路 
1 配 电 箱 1AL1 到 大 厅 北 1 西 4 荧光 灯 
1.1 镀 锌 钢管 SC15 m 11.4 8.95( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. 5—0. 25) (й) 
1.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 24.08 | [11.4 十 (0.25 十 0. 39)( 配 电 箱 预 留 )]X2 
2 大 厅 北 1 西 4 到 北 3 西 4 荧光 灯 
2.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 4.54 4. 54( 水 平 ) 
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( 续 ) 
序号 项 目 名 称 Кт 数量 计算 过 程 
2.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 13.62 | 4.54х3 
3 大 厅 北 2 西 4 到 大 厅 开 关 
3.1 | ” 镀 锌 钢管 SC15 m | 1.94 1. 94( 水 平 ) 
3.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 7.76 1.94X4 
4 大 厅 北 2 西 4 到 北 2 西 3 荧光 灯 
4.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m 4 4( 水 平 ) 
4.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 8 4X2 
5 大 厅 北 3 西 4 到 北 3 西 3 荧光 灯 
5.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m 4 4( 水 平 ) 
5.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 8 4% 
6 大 厅 北 3 西 4 到 门厅 灯 和 开关 
З. 58( 荧 光 灯 到 右 走 廊 灯 ) 十 1. 22( 右 走廊 灯 到 右 开 
&)+(4.2—1.3)( 垂直 ) 十 4. 16( 右 走廊 灯 到 左 
| к» SA 1.2( SENI REO наман 
ERRED 
6.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mh? m | 31,92, |15:96х2 
大 厅 北 1 西 4 到 兹 1 西 8 荧 光 灯 
®ї 镀 锌 钢管 SC15 m 4 4( 水 平 ) 
7.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 12 4X3 
8 大 厅 北 1 西 3 到 北 1 西 2 荧光 灯 
8.1 镀 锌 钢管 SC15 m 4 4( 水 平 ) 
8.2 | 管内 穿线 BV- 2. 5mm? m 8 4х2 
9 大 厅 北 1 西 2 到 北 1 西 1 荧光 灯 
9.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m 4 4( 水 平 ) 
9.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 12 4X3 
10 大 厅 北 1 西 1 到 开关 
10.1 | ” 镀 锌 钢管 SC15 m | 4.9 2( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. 3 (FAEH) 
10.2 | 管内 穿线 BV - 2. 5mm? m | 19.6 4.9X4 
п 大 厅 北 1 西 1 到 北 2 西 1 荧光 灯 
11.1| 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.27 2. 27( 水 平 ) 
11.2 | ”管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 6.81 | 2.27x3 
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( 续 ) 
序号 项 目 名 称 кя 数量 计算 过 程 
i 大 厅 北 2 西 1 到 北 2 西 2 北 3 西 1. 北 3 
西 2 
12.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 10.27 | 2.27( 水 平 ) 十 4( 水 平 ) 十 4( 水 平 ) 
12.2 管内 穿线 BV - 2. 5mm? m | 20.54 10. 27X2 
WL4 回路 汇总 
镀 锌 钢管 SC15 m | 71.28 
管内 穿线 BV -2. 5mm? m | 172.33 
(h)| WL5 回路 
1 配 电 箱 1AL1 到 中 间 办 公 室 上 边 荧光 灯 
hl 镀 锌 钢管 SC15 m | 11.17210 8.72( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. 5—0. 25) ($H) 
1.2] AFR BV-2. 5mm? m | 20/34 [11.17+(0.25+0.39)(1AL1 预 留 )] X2 
2 中 间 办 公 室 上 边 荧光 灯 到 办 公 室 开关 
21| 镀 锌 钢管 SC15 м/| 4.13 1. 23( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. 3)( 垂 直 ) 
2.2 | 管内 穿线 BV-2.5mm2 m 6.52 4.134 
3 中 间 办 公 室 上 边 到 中 间 荧 光 灯 
3.1 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.3% 2. 34( 水 平 ) 
3.2 | 管内 穿线 BV -2.5mm йс [27.02 2.34X3 
4 НК i i] 8] F ë 637 
4.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.34 2. 34( 水 平 ) 
4.2 管内 穿线 BV - 2. отт? m 1.68 2.34X2 
5 中 间 办 公 室 上 边 荧光 灯 到 左边 办 公 室 上 
边 荧光 灯 
5.1 镀 锌 钢管 SC15 m . 58 4. 58( 水 平 ) 
5.2 | 管内 穿线 BV- 2. 5mm? m | 9.16 4.58X2 
6 左边 办 公 室 上 边 荧光 灯 到 开关 
6.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 6.55 3. 65( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. D(F REH) 
6.2 | “管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 19.65 | 6.55X3 
7 左边 办 公 室 上 边 到 下 边 荧光 灯 
7.1 | @#ШЁ5С15 m | 2.45 2. 45( 水 平 ) 
7.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 4.9 2.45X2 
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( 续 ) 
序号 项 目 名 称 ы йш 计算 过 程 
š 中 间 办 公 室 上 边 荧光 灯 到 右边 办 公 室 上 
边 荧光 灯 
8.1 | 镀 锌 钢管 SC15 т | 4.05 4. 05( 水 平 ) 
8.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 8.1 4.05X2 
9 右边 办 公 室 上 边 荧光 灯 到 开关 
9.1 | 镀 锌 钢管 SC15 т | 41 1.2(K3)+(4.2—1.3) JF 23 D 
9.2 | 管内 穿线 BV-2.5mm2 m | 16.4 4.1X4 
10 右边 办 公 室 上 边 到 中 间 荧 光 灯 
10.1 | ” 贸 锌 钢管 SC15 m | 2.34 2.34( ky) 
10.2] 管内 穿线 BV -2.5mm° m | 7.02 23453 
11 右边 办 公 室 中 间 到 下 边 荧光 灯 
11.1 | 贸 锌 钢管 SC15 m, | M2.34 2. 34( 水 平 ) 
11.2 | 管内 穿线 BV -2.5mm° m 4.68 | 2.34X2 
WL5 回路 汇总 
镀 锌 钢管 SC15 m | 46.39 
管内 穿线 BV - 2.5mm2 m |12047 
(%)| WL6 回路 
1 配 电 箱 LAL1 到 左边 办 公 室 下 边 荧光 灯 
1.1 | 镀 锌 钢管 SC15 m | 11.4 8. 95( 水 平 ) 十 (4. 2—1. 5 一 0.25)( 配 电 箱 垂直 ) 
1.2 管内 穿线 BV - 2. 5mm? m | 24.08 [11l.4+(0.25+0.39)(1AL1 预 留 )]-X2 
2 左边 办 公 室 下 边 荧光 灯 到 开关 
2.1 镀 锌 钢管 SC15 m | 3.92 1. 02( 水 平 ) 十 (4. 2 一 1. D (FREH) 
2.2 | 管内 穿线 BV -2.5mm2 m | 15.68 | 3.92X4 
3 左边 办 公 室 下 边 到 中 间 荧 光 灯 
3.1 | Р 5С15 m | 2.15 2. 15( 水 平 ) 
3.2 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 6.45 2.15X3 
4 左边 办 公 室 中 间 到 上 边 荧光 灯 
4.1 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.07 2. 07( 水 平 ) 
4.2 | 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m | 4.14 2.07X2 
左边 办 公 室 下 边 到 右边 办 公 室 下 边 荧 

















Wiz 安装 工程 计量 与 计价 /4 








































































































( 续 ) 
计量 
序号 项 目 名 称 单位 数量 计算 过 程 
5.1 镀 锌 钢管 SC15 m | 3.95 3.95( 水 平 ) 
5.2] 管内 穿线 BV- 2.5mm2 m 7.9 3.95х2 
6 右边 办 公 室 下 边 荧光 灯 到 开关 
6.1 镀 锌 钢管 SC15 m | 3.98 1.08( 水 平 ) 十 (4. 2—1. D(F EHD 
6.2 | 管内 穿线 BV-2.5mm m | 15.92 | 3.98X4 
7 右边 办 公 室 下 边 到 中 间 荧 光 灯 
ті 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.07 2. 07( 水 平 ) 
7.2 | 管内 穿线 BV- 2.5mm2 m | 6.21 2.07X3 
8 右边 办 公 室 中 间 到 上 边 荧光 灯 
8.1 镀 锌 钢管 SC15 m | 2.07 котка) 
8.2 | 管内 穿线 ВУ-2, 5mm? m | 4N 2:07х2 
WL6 回路 汇总 
ЖР SC15 mÀ |_31. 61 
管内 穿线 BV - 2, 5mm? m | 84.52 
ТАТА 照明 工程 管线 汇总 
镀 锌 钢管 SC15 m | 308.52 
管内 穿线 BV -2:5mm? m 758,12 
= 配 电 箱 安装 
„ы 250mm(h) X 390mmX в I 平面 图 查 出 
= | 控制 设备 及 低压 电器 计算 
1 单 控 单 联 开关 安装 规格 型 号 250V,6A # 4 平面 图 查 出 
2 单 控 双 联 开关 上 暗 装 规格 型 号 250V,6A | £ 4 平面 图 查 出 
3 单 控 三 联 开关 安装 规格 型 号 250V,6A | £ 9 平面 图 查 出 
1 声 光 控 延 时 开关 规格 型 号 250V,6A 套 3 平面 图 查 出 
四 照明 灯具 计算 
1 双 管 荧光 灯 规 格 型 号 250V,2 X36W 套 41 平面 图 查 出 
2 吸 顶 灯 规格 型 号 250V,22W 套 13 平面 图 查 出 
3 防水 灯 规 格 型 号 250V,22W 套 2 平面 图 查 出 
五 接线 盒 计算 
1 #*& 二 20 平面 图 查 出 
2 接线 盒 ( 含 灯 位 盒 ) * 62 平面 图 查 出 
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表 4-33 照明 工程 工程 量 汇总 










































































定额 编号 项 目 名 称 单位 数量 Ее # 
{сўз 配 电 箱 安装 , 规格 250mm(h) X390mmX 140mm 2 i 
ü (嵌入 式 配 电 箱 安装 , 半 周 长 1. 0m 以 下 ) Ы 
РНЕ 5С15 А 
ORTE ,混凝土 结构 暗 配 ) күрүч 
4-12-34 
г. 公称 口径 m | 317.78 | 103/100X 308. 52=317. 78(m) 
® 5 
КА. 管内 穿线 BV 一 2. 5mm? m 758.42 
ШЫ 铜 芯 绝缘 电线 2. 5mm? m | 879.77 |116/100X758.42=879.77(m) 
单 控 单 联 开关 暗 装 250V,6A # 1 
4-14-351 : 材 ， 
5 E, 只 4408; | 下 02X4=4.08( 只 ) 
单 控 双 联 开关 暗 装 250V.6A 套 \ 4 
4-14 – 352 # 
i RIE n 4.08 |1.02X4=4.08(H) 
单 控 三 联 开关 暗 装 250V,6A 套 9 
1-14-353 н. 
| o H 9.18 |1.02х9=9. 180) 
声 光 控 延 时 开关 250V, 6A 套 3 
4-14-366 主 材 ， 
| Ая & 3.06 |1.02х3=3. 060%) 
双 管 荧光 灯 250V,2X36W( 成 套 , 吸 顶 》 £ 41 
4-14-214 ЕМ. 
a O 套 11.41 | 1.01X41=41.41( 套 ) 
吸 顶 灯 250V.22W 套 13 
4-14-1 
套 13.13 | 1.01X13=13. 13( 套 ) 
防水 灯 250V,22W £ 2 
4=14=1 Ей: 
i как £ 2.02 | 1.01X2=2.02( 套 ) 
FAR 本 20 
4-12-233 š 
А + 20.4 | 10.2/10X20=20.4( 个 ) 
接线 盒 + 62 
4=12 -232 + 
0 + 63.24 |10. 2/10X62=63. 24( 个 ) 
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表 4-34 防 雷 接地 工程 量 计算 书 











工程 名 称 : 某 商 务 办 公 楼 防 雷 接地 工程 第 页 共 页 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
34.5( 北 女儿 墙 ) 十 19.8( 东 女儿 墙 ) 十 
镀 锌 圆 钢 避雷 带 ，%， 沿 女儿 iE (12.1 十 1 十 10. 3 十 1 十 12. 1)( 南 女儿 墙 ) 十 
94 = > | (в1+2.6+9+2. 6+2 D (ШЖ) = 
4-10-48 š 
115. 8(m) 
ЕМ: 


m |121.59| 10.5/10X115.8=121.59(m) 
镀 锌 避雷 线 





(14+14) X 2 X 1. 58 ( B RE) (屋顶 到 
女儿 墙 ) 先 -4.7 Ой ff.) + 9. 9 X 
1. 12( 坡 度 愉 屋顶 中 间 到 北 女 儿 墙 ) 十 

本 有 А н ATER 1. 12 GKE) OR W HP [Н] B TA ŠB 
Кусы #10, ЖШ m | 169.04 ROA C. 4( 南 部 阁楼 屋顶 ) 十 ?7X2X1.58 
| си (坡度 )( 南 部 阁楼 屋顶 到 女儿 墙 )] 十 1.9 
X1. 58( 坡 度 ) (屋脊 到 西部 阁楼 屋顶 ) 二 
2.6( 西 部 阁楼 屋顶 ) 十 6.4X2X1.58( 坡 
度 )( 西 部 阁楼 屋 背 ) 王 169.04(m) 




















нд m | 177. 09 [10.5/10Х 169. 04=177. 49(m) 

4-10-43 "Q 42. HARR) Ç; 17. 60( 楼 高 ) X2X15=528(m) 
EWI 

4-10-44 断 接 卡子 制作 、 安 装 套 15 15 (每 个 引 下 线 一 处 ) 
4-10-52 柱 主 筋 与 圈 梁 钢筋 焊接 处 30 

总 等 电位 联结 箱 安装 套 平面 图 查 出 
4-10-74 : 材 ， 

pa Ф 1 1.0X1=1( 个 ) 

等 电信 





26.7004) +2. 08 (MEB 到 加 轴 
R) +0.4 GEH) +08 GEH) + 3. 2 











总 等 电位 联结 线 一 40X4 m | 49.98 | (MEB 到 配 电 间 ) 十 [17.6( 建 筑 高 度 ) 
4-10-64 一 2. 3( 顶 层 层 高 ) 十 1. 5( 配 电 箱 高 度 )] 
(垂直 到 顶层 ) 二 49. 98(m) 
EH: Е А 
接地 母线 一 40X4 m 52.48 10. 5/10X 49. 98 一 52. 48(m) 
接地 极 $12 根 6 





4-10-57 | 主 材 : 


6.3 1.05х6=6. ЗОВ) 
BEIA $12. L—2500mm g i Ы 
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4. 3 建筑 电气 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 


三: 量 关 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 
电气 设备 安装 工程 项 目的 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 使 用 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规 
W) (GB 50856 一 2013) 附录 D， 见 表 4-35。 


表 4-35 电气 设备 安装 工程 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 
项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 油 浸 电力 变压器 、 干 式 变压器 、 整 流 变 压 器 、 
030401 变压器 安装 自 耦 变压器 ， 有 载 调 压 变压器 、 电 炉 变 压 器 、 消 弧 线圈 共 7 
A+ AFi T Pa TJ H 





本 部 分 包括 油 断 路 器 真空 断路 器 、SFe 断路 器 、 空 气 断 
路 器 、 真 空 接触 器 :隔离 开关 、 负 荷 开 关 、 互 感 器 、 高 压 熔 
断 器 、 避 雷 器 、 干 式 电抗 器 、 油 浸 电 抗 器 、 移 相 及 串联 电容 
器 、 集 合式 并 联 电容 器 、 并 联 补偿 电容 器 组 架 、 交 流 滤 波 装 
WAR. 高 压 成 套 配 电 柜 、 组 合 型 成 套 箱 式 变电站 共 18 个 分 
项 工程 项 目 





030402 配 电 装 置 安装 





本 部 分 包括 软 母线 、 组 合 软 母线 、 带 形 母线 、 模 形 母 线 、 
030403 母线 安装 共 箱 母线 、 低 压 封闭 式 插 接 母线 槽 、 始 端 箱 /分 线 箱 、 重 型 母 
线 安 装 共 8 个 分 项 工程 项 目 








本 部 分 包括 控制 屏 、 继 电 /信号 屏 、 模 拟 屏 、 低 压 开 关 柜 
( 屏 ) 、 弱 点 控制 返回 屏 、 箱 式 配 电 室 、 硅 整流 柜 、 可 控 硅 柜 、 
低压 电容 器 柜 、 自 动 调节 励磁 屏 、 励 磁 灭 磁 屏 、 蓄 电池 柜 
( 屏 )、 直 流 馈 电 屏 、 事 故 照明 切换 屏 、 控 制 台 、 控 制 箱 、 配 
030404 | 控制 设备 及 低压 电器 安装 | 电 箱 、 插 座 箱 、 控 制 开关 、 低 压 熔断 器 、 限 位 开关 、 控 制 器 、 
接触 器 、 磁 力 启动 器 、 了 -入 自 看 减 压 启 动 器 、 电 磁铁 (电磁 
制动器 ) 、 快 速 自 动 开关 、 电 阻 器 、 油 浸 频 敏 变阻器 、 分 流 
器 、 小 电器 、 端 子 箱 、 风 扇 、 照 明 开 关 、 插 座 、 其 他 电器 共 
36 个 分 项 工程 项 目 





030405 蓄电池 安装 本 部 分 包括 蓄电池 、 太 阳 能 电池 共 2 个 分 项 工程 项 目 


© 
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项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 


( 续 ) 








本 部 分 包括 发 电机 、 调 相机 、 普 通 小 型 直流 电动 机 、 可 控 
硅 调 速 直 流 电动 机 、 普 通 交流 同步 电动 机 、 低 压 交流 异步 电 
030406 电机 检查 接线 及 调试 动机 、 高 压 交流 异步 电动 机 、 交 流 变 频 调 速 电动 机 、 微 型 电 
机 / 电 加 热 器 、 电 动机 组 、 备 用 励磁 机 组 、 励 磁 电 阻 器 共 12 
个 分 项 工程 项 目 





030407 滑 触 线 装置 安装 本 部 分 包括 滑 触 线装 置 安装 1 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 电力 电费、 控制 电费、 电缆 保护 管 、 电 缆 槽 盒 、 
030408 电缆 安装 铺 砂 / 盖 保 护 板 〈 砖 )、 电 力 电 费 接 头 、 控 制 电缆 头 、 防 火 堵 
洞 、 防 火 隔 板 、 防 火 涂料 、 电 缆 分 支 箱 共 11 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 接地 极 、 接 地 母线 、 避 雷 引 下 线 、 均 压 环 、 避 
030409 防 雷 及 接地 装置 雷 网 、 避 雷 针 、 举 导体 少 长 针 消 雷 装置 、 等 电位 端子 箱 、 绝 
缘 垫 、 浪 涌 保 护 器 降 阻 剂 共 11 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 电 杆 组 立 、 横 担 组 装 、 导 线 架 设 、 杆 上 设备 安 


30410 10kV 以 下 架空 配 电 线 
° TAPI ЗА 个 分 项 工程 项 目 








ЖУ МОЛТ, ЖОМ, 桥架 、 配 线 、 接 线 箱 、 接 线 盒 共 


030411 配 管 、 配 线 6 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 普通 灯具 、 工 厂 灯 、 高 度 标志 (障碍) 灯 、 装 
030412 照明 器 具 安 装 饰 灯 ,> 荧光灯 、 医 疗 专用 灯 、 一 般 路 灯 、 中 杆 灯 、 高 杆 灯 、 
桥 栏 杆 灯 、 地 道 涵洞 灯 共 11 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 铁 构件 、 溺 CE) 槽 、 打 洞 ( 孔 ) 、 管 道 包 封 、 





ыз пае 人 ( 手 ) Я, A CF) 孔 防水 共 6 个 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 电力 变压器 系统 、 送 配 电 装置 系统 、 特 殊 保护 
装置 、 自 动 投入 装置 、 中 央 信号 装置 事故 照明 切换 装置 
030414 电气 调整 试验 不 间断 电源 、 母 线 、 避 雷 器 、 电 容器 、 接 地 装置 、 电 抗 器 / 消 


弧 线圈 、 电 除尘 器 、 硅 整流 设备 /可 控 硅 整流 装置 、 电 缆 试 验 
共 15 个 分 项 工程 项 目 











分 部 分 项 工程 量 清单 编制 任务 实施 


根据 本 项 目 工作 任务 中 某 商 务 办 公 楼 一 层 电器 照明 工程 和 防 雷 接地 工程 的 工程 量 计算 
P (04-32-9434) 和 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》 (GB 50856 一 2013) ， 编 制 
该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 4 一 36。 
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表 4-36 分 部 分 项 工程 量 清单 表 
工程 名 称 : 某 商 务 办 公 楼 一 层 电 器 照明 与 防 雷 接地 工程 标 段 : 





号 | ”项目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特 征 描 述 





030404017001 


配 电 箱 


. 名 称 : 成 套 配 电 箱 
. 规格 : 250mm(h) X390mmX140mm 
. 安装 方式 : ЖНА 





о 


030404034001 


照明 开关 


名 称 : 扳 式 开关 
规格 : 单 联 单 控 
型 号 ; 250V/6A 


. 安装 方式 ШЖ 





030404034002 


照明 开关 


名 称 : 扳 式 开关 
规格 : 双 联 单 控 
型 号 ; 250V/6A 


. 安装 方式 :/ 瞳 装 





030404034003 


照明 开关 


>/б „о 一 





名 称 江 扳 式 开关 


„Жї. 三 联 单 控 


型 号 ， 250V/6A 
安装 方式 ， 上 暗 装 








030404034004 


HIFK 


Ф о о 


‚жй: 光 控 延 时 开关 


规格 : 





三 联 单 榨 


.型 号 : 250V76A 
ARRIR: 暗 装 





030411001001 


配 管 


名 称 : 钢管 


. 材质 : 焊接 钢管 


规格 : SC15 


. 配置 形式 : 混凝土 结构 暗 配 


m 


308. 52 





030411004001 


配 线 


. 名 称 : 钢管 穿线 
. 配 线形 式 : 照明 线路 


型 号 :BV 
规格 : 2.5 


. 材质 : БА 


758. 42 





030412001001 


普通 灯具 


. 名 称 : 吸 项 灯 
. 规格 : 250V，22W 
. 安装 形式 : 吸 顶 安装 


13 





030412001002 











ы м = 


А. 防水 灯 


规格 : 250V, 22W 


. 安装 形式 : 吸 顶 安装 
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( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


计量 单位 


工程 量 





10 


030412005001 


荧光 灯 


1. 名 称 : 双 管 荧光 灯 
2. 规格 : 250V，2X36W 
з. 安装 形式 : 吸 顶 安装 


41 





030411006001 


接线 盒 


1. 名 称 : RRA, IAE 
2. 材质 : 塑料 

з. 规格 : 86H 

4. 安装 形式 : 上 暗 装 


62 





030411006002 


接线 盒 


1. и. 开关 盒 
2. 材质 : 塑料 
3. 规格 : 86H 

а. 安装 形式 : MA 


20 





030409002001 


接地 装置 


1. 名 称 : 接地 极 

2. 材质 江 基 础 钢筋 

З, 规格 ;#12 

4 安装 部 位 : 埋 地 安装 





030409002002 


接地 装置 


. 名 称 : 接地 母线 
. 材质 : їйї 
,规格 : 40 4, 

. 安装 部 位 3 沿 墙 


Ф о мю 


т 


49. 98 





030409003001 


避雷 引 下 线 


1. 名 称 : 避雷 引 下 线 

2. МЮ: 2 R $12 EM 

З. 安装 形式 : 利用 柱 内 柱 筋 做 引 下 线 

4. 断 接 卡 子 、 箱 材质 、 规 格 ， 卡子 
测试 点 4 个 ， 焊 接点 15 处 


m 


528.0 





030409005001 


避雷 网 


1. 名 称 : 避雷 网 

2. 材质 : 镀 锌 圆 钢 

3. 规格 : $10 

4. 安装 形式 : 沿 女儿 墙 上 敷设 


115.8 





17 


030409005002 


避雷 网 


1. 名 称 : 避 需 网 

2. 材质 : НИН 

3. 规格 : $10 

а. 安装 形式 : 沿 坡 屋顶 屋脊 敷设 


m 


169.04 





18 





030409008001 





等 电位 端子 箱 、 


测试 板 





MEB 总 等 电位 联结 箱 安装 











项 目 4 251 т 














( 续 ) 
序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 
1. 名 称 : 低压 系统 调试 
19 | 030414002001 | 送 配 电 装置 系 统 | 2. 电压 等 级 (kV): 1kV 以 下 系统 1 
1. 名 称 : 系统 调试 
20 | 030414011001 也 装 1 1 
кинин 接地 装置 |。 мш рш “ 




















@ 小 SD 





本 部 分 内 容 以 编制 某 商 务 办 公 楼 一 层 电 器 照明 工程 和 防震 接地 工程 分 部 分 项 工程 
量 清单 为 工作 任务 ， 从 识 读 工程 图 纸 入 手 ， 详 细 介绍 了 建筑 电气 工程 的 工程 量 计算 规 
则 ,相应 的 消耗 量 定额 使 用 注意 事项 ， 以 及 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 ) (СВ 
50856—2013) 中 对 应 的 内 容 。 通 过 学 习 本 项 目 内 容 ， 培 养 学 生 独 立 编制 建筑 电气 工程 
计量 文件 的 能 力 。 











Б = === 


=== 





бааз 5 


一 、 填 空 题 
1. 架空 配 电线 路 由 К ` ` 及 拉线 组 成 。 
2. 电缆 线路 电缆 按 其 结构 及 作用 可 分 为 、 








3. VV42- 10 3X50 表示 

4. 根据 线路 用 途 和 供电 安全 要 求 ， 配 线 可 分 为 
x x 等 形式 。 

5. BV3X6+1X2. 5 - SC20 - FC k = 

6. 灯具 的 安装 方式 有 三 种 : 
































7. 灯具 代号 10- YG2-2 20065 + 

8. 防 雷 接地 装置 一 般 由 ` 和 三 大 部 分 组 成 。 

9. 10kV 以 下 导线 架设 工程 量 计算 为 : . 

10. 电缆 沟 内 铺 沙 、 盖 砖 及 移动 盖 板 定额 子 目 区 分 和 ， 按 照 电缆 沟 
内 敷设 “1~2 根 ”电缆 作 为 基本 定额 子 目 ， 以 “每 增 ”电缆 为 辅助 定额 子 目 ， 以 
“10m” 为 单位 计算 。 

11. 嵌入 和 悬挂 式 成 套 配 电 箱 根据 设计 图 纸 区 分 不 同 的 和 
以 为 单位 计算 工程 量 。 
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12. 各 种 配 管 管 路 在 计算 其 长 度 时 ， 均 不 扣除 管 路 中 间 的 £ $ 
5 5 ` 等 所 占 长 度 。 

13. 管线 埋 地 发 生 挖 填 土 石 方 工作 时 ， 应 执行 本 册 定额 。 

14. 管内 穿线 中 照明 线路 导线 截面 面积 大 于 6mm2 时 ,执行 相应 定额 。 

15. 普通 灯具 安装 ， 定额 分 为 和 两 类 。 

16. 集中 空调 开关 、 自 动 干 手 装 置 、 卫 生 洁 具 自 动感 应 器 安装 ,根据 设计 图 纸 ， 以 

为 单位 计算 工程 量 。 

17. 接地 极 长 度 按照 设计 长 度 计 算 , 设计 未 规定 时 ,每 根 按照 计算 ， 若 设计 
ЖЕМЕ, ВЯ от. 

18. 接地 母线 埋 地 敷设 定额 未 包括 ， 应 执行 第 九 章 沟 楼 挖 填 定 人 额 。 

19. 送 配 电 装 置 系统 调试 中 的 1kV 以 下 交流 供电 系统 调试 ,] 按 系统 图 的 设计 要 求 和 定 
额 说 明 中 的 规定 ， 以 为 单位 计算 工程 量 。 

20. 电气 设备 安装 工程 定额 操作 物 高 度 是 按 距 楼 面 或 地 面 以 内 考虑 的 ， 当 操 
作物 高 度 超过 时 ， 超 过 部 分 工程 量 其 定额 人 工 S 机械 乘 以 相应 的 操作 高 度 增加 费 
系数 。 

二 、 判 断 题 

1. 10kV 以 下 架空 输电 线路 安装 定额 是 以 在 丘陵 地 区 施工 为 准 。 С ) 

2. 架空 配 电 线路 一 次 施工 工程 量 接 ,10 根 以 上 考虑 ，10 根 以 内 者 ， 其 全 部 人 工 和 机 械 
应 乘 以 1.3 系数 。 《 ) 

3. 电缆 桥架 安装 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 桥架 烤 质 和 规格 尺寸 ， 以 “10m” 为 单位 
计算 工程 量 ， 应 扣除 三 通 S- 四 通 、 过 头等 所 占 的 长 度 》 ( ) 

4. 常用 的 接地 极 可 以 是 钢管 、 角 钢 、 圆 钢 等 。 ( ) 

5. 管内 穿线 工程 量 ， 根 据 设 计 图 纸 区 分 不 同 的 线路 性 质 、 导 线材 质 、 导 线 截 面 ， 以 
“100m 单线 ”为 单位 计算 工程 量 。 导 线 价值 另行 计算 。 ( ) 

6. 配 管 定额 是 按照 各 专业 配合 施工 考虑 的 ， 包 括 预 留 预 埋 过 程 中 不 可 避免 的 零星 的 
别 墙 、 当 孔洞 工作 。 ( ) 

7. 配 线 在 各 种 盘 、 柜 、 箱 、 板 的 进出 线 预 留 长 度 为 0. 5m。 ( ) 

8. 灯具 、 明 (W) ЖХ. Ж. жатва. 已 分 别 综合 在 相应 的 定额 内 ， 不 另 
行 计 算 。 ( ) 

9. 避雷 引 下 线 清 单项 目 中 ， 包 含 断 接 卡子 工程 量 。 ( ) 


10. 建筑 电气 设备 工程 定额 的 脚手架 搭 拆 费 ， 按 定额 人 工 费 (10kV 以 下 架空 配 电 线 
路 工程 、 路 灯 工 程 、 单 独 承 担 的 宝 外 直 埋 数 设 电缆 工程 除外 ) 的 5% 计算 其 费用 中 人 工 


费 占 35% 。 ( ) 
三 、 计 算 题 
1. 图 4-40、 图 4-41 分 别 为 某 小 区 住宅 楼 一 层 商 铺 部 分 配 电 干线 电气 平面 布置 图 和 
系统 图 。 其 中 : 


(1) 楼 层 地 坪 至 楼 板 地 面 高 度 为 em， 商铺 内 设 有 吊顶 (地 坪 至 吊顶 高 度 为 5m)， 照 
明 配 电 箱 М (8 х Я = 300тт Х 500тт) 谈 墙 救 设 ， 底 边 离 地 面 1. 8m， 开 关 离 地 坪 距 离 


项 目 4 и е4 


为 1. 3m， 插 座 离 地 坪 距 离 为 0. 3m， 电 线 管 采 用 埋 地 或 误 墙 或 在 楼 板 内 暗 救 ， 埋 入 地 坪 或 
楼 板 的 深度 均 按 0. 1m 计 (其 中 管 、 线 及 塑料 安装 使 不 计 超 高 增加 费 ) 。 
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1 照明 
п; BV-2X1.5UPVC25 2 照明 
п; BV-2X2.5+BVRIX2.5UPVC25 。 ц 
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5 备用 
6 备用 
图 4-40 电气 照明 系统 图 
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图 4-41 电气 照明 平面 图 


(2) 商铺 内 灯具 为 成 套 嵌 入 式 双 管 荧 光 灯 ,安装 在 吊顶 上 ， 从 荧光 灯 顶 面 到 楼 板 底 部 
灯头 盒 距离 为 0.9m， 采 用 15 号 金属 软 管 连接 。 所 有 回路 均 穿 PVC- U 电线 管 DN25, + 
要 设备 材料 价格 见 表 4 一 37。 

ae C MMS Ep asas 

D 编制 该 工程 的 分 部 分 项 工程 量 清单 。 
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表 4-37 主要 材料 设备 表 









































序 号 名 称 单 位 备 # 
1 15 号 金属 软 管 m 
2 两 位 两 极 双 用 插座 AP86Z223 - 10N 带 接地 只 
3 WARDER AIE) 套 成 套 
4 PVC- U 塑料 电线 管 DN25 m 
5 套 接管 DN25 m 
6 铜 芯 塑 料 绝缘 电线 BV - 1. 5mm? m 
7 铜 芯 塑 料 绝缘 电线 BV - 2. 5mm? m 
8 铜 芯 塑 料 绝缘 导线 BVR ~ 2. 5mm? m 
9 照明 配 电 箱 各 成 套 
10 两 位 单 极 开关 86 型 10A 只 
11 三 位 单 极 开关 86 型 10A 只 
12 塑料 安装 盒 GERA., TAE., ЛЫ. MER) R 











2. 图 4 一 42 5 ЖЕ RL p R oh R BL. iñ FQ £ + É Th v9 JA 25 Ат 2 ЖЖ 
设 ， 其 余 沿 混凝土 块 数 设 。 折 板 上 口 距 室外 地 坪 19m. BEI F 356 IA F. jË £ É 
室外 地 坪 0, 45m 处 设置 接地 曲 阻 测试 断 接 卡 子 ， 土 壤 为 普通 士 。 

Rer снаа сика, 

(2) 编制 该 工程 的 分 部 分 项 工程 量 清单 。 


X5, H=2500, #18 
оха, L.50X5, Н-2500, #181 
Nsm isn / 

















Í, .5m 


L. 


|| 

















图 4-42 某 住宅 防 雷 接 地 平面 布置 图 





【项 目 4 自 测 
练习 答案 】 


建筑 消防 工程 计量 





КЕ 学 习 目 标 


1. 了 解 室内 消 火 检 灭 火 系统 、 aa kau й. 火灾 自动 报警 系统 的 基本 组 成 和 
工作 原理 ， 能 熟练 识 读 建筑 消防 工程 施工 图 作为 工程 计量 黄 定 好 基础 。 

2. 热 悉 建筑 消防 工程 消耗 量 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 

з. 掌握 建筑 消防 工程 量 计算 规则 能 熟练 计算 建筑 消防 工程 的 工程 量 。 

1. 熟悉 建筑 消防 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 ， 能 各 编 加 货 消 防 分 部 分 硕 工程 本 法 音 ， 


Sasang x 

L 采用 多 娃 信 等 多 种 信息 化 教学 手 芒 | 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 建 筑 消防 工程 消耗 
量 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 

2. 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 建筑 消防 工程 量 计算 规则 、 工 程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 
及 工程 量 清单 的 编制 方法 。 


多 Jt 


依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计 算 
规范 ) (GB 50856 一 2013) 等 资料 ， 计 算 下 面 某 活动 中 心 建筑 消防 给 水 工程 的 工程 量 ， 并 
编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 情况 如 下 。 

da) 图 5-1 一 图 5-6 为 某 活动 中 心 消火栓 和 自动 喷 水 系统 的 一 部 分 ,消火栓 和 喷 
淋 系 统 均 采用 热 镀 锌 钢管 ， 螺 纹 连接 。DN100 阀门 为 法 兰 连 接 。 水 流 指示 器 为 马鞍 形 
连接 。 
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图 5-4 ”消防 栓 系统 图 








消防 栓 系 统 图 


KW 安装 工程 计量 与 计价 8 

(2) 消火栓 系统 采用 SN65 普通 型 消火栓 〈 明 装 )，19mm 水 枪 一 支 ，25m 长 衬里 麻 织 
水 带 一 条 。 

(3) 消防 水 管 穿 地 下 室外 墙 设 刚 性 防水 套 管 ， 穿 墙 和 楼 板 时 设 一 般 钢 套 管 。 

(4) 管道 支架 由 L 50X5 和 L40X4 分别 制作 而 成 ,合计 质量 76kg。 

(5) 施工 完毕 ， 整 个 系统 应 进行 静水 压力 试验 。 系 统 工 作 压 力 : 消火栓 为 0. 40MPa; 
喷 淋 系统 为 0.55MPa。 试 验 压力 : 消火栓 系统 为 0.675MPa; 喷 淋 系统 为 1. 40MPa。 

(6) 图 中 标高 均 以 米 计 ， 其 他 尺寸 标注 均 以 毫米 计 。 

(7) 本 案例 暂 不 计 管 道 及 支架 刷 油 、 保 温 等 工作 内 容 ， 阀 门 井 内 阀 件 暂 不 计 。 

B) 未 尽 事宜 执行 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关 规定 。 
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图 5-6 自动 喷 淋 系统 图 


56685 

依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 ) (SD 02—31—2016) 第 九 册 、《 通 用 安装 工程 工 
程 量 计算 规范 》(GBI50856 一 2013) 等 资料 计算 下 面 某 建筑 消防 火灾 自动 报警 系统 的 工 
程 量 ， 并 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 情况 如 下 。 

d) 图 5-7 一 图 5-13 为 某 建筑 消防 火灾 自动 报警 系统 工程 施工 图 ， 地 上 共 四 层 ， 其 
中 一 层 为 厨房 、 二 层 为 餐厅 、 三 至 四 层 为 宿舍。 

(2) 系统 采用 报警 联动 控制 系统 ,通过 装 设 于 建筑 物 内 的 点 型 火灾 探测 器 和 手动 报警 
按钮 相 结合 的 方式 进行 火灾 自动 报警 ,并 对 建筑 物 内 的 消火栓 、 防 排 烟 、 自 动 喷 淋 等 系统 
进行 监控 ， 消防 控制 室 设 在 一 层 。 

(3) 联动 控制 要 求 如 下 。 

O 室内 消火栓 系统 。 火 灾情 况 下 ， 通 过 消火栓 按钮 动作 信号 ， 直 接 启动 消防 水 双 
并 显示 其 工作 故障 状态 ,在 消防 控制 室 设 有 手动 直接 控制 消防 水 泵 的 装置 。 

O 自动 喷 淋 系统 。 火 灾情 况 下 , 通过 湿式 报警 阀 动作 信和 号， 直接 启 动 喷 淋 水 和 肥 ， 并 
显示 其 工作 故障 状态 。 

@ 防 烟 系统 。 火 灾情 况 下 ,关闭 正常 排 风 使 用 的 常 开阔 ， 联 动 关闭 其 系统 风机 。 

Ф 竖井 内 集中 线路 沿 模 式 桥架 数 设 , 感 温 、 感 烟火 灾 报 警 线 路 采用 穿 焊接 钢管 埋 墙 、 
ЖЖ; 控制 、 通 信 、 报 警 、 广 播 线路 采用 穿 钢管 理 地 、 墙 等 非 燃 烧 体 结构 内 数 设 ， 由 金 
属 线 楷 、 接 线 箱 、 穿 线 管 等 引 至 探测 器 、 控 制 设备 等 ， 明 圳 线路 采用 金属 软 管 保护 。 


© 


/4 安装 工程 计量 与 计价 /J 
(4) 设备 安装 。 
O 火灾 报警 接线 箱 挂 墙 距 地 1. 4m AR; 探测 器 吸 顶 安装 ; 手动 报警 按钮 、 电 话 插 孔 、 
声 光 报警 器 墙 上 上 暗 装 ; 控制 、 监 视 模块 配合 所 控制 对 象 设置 明 装 ; 模块 箱 距 地 1. 4m Ж, 
© 点 型 探测 器 至 墙 、 梁 边 水 平 距离 不 小 于 0.5m， 周 围 0. 5m 内 不 应 有 遮挡 物 。 
(5) 所 有 消防 联动 控制 电源 ， 均 采 用 直流 24V。 








































® 号 图 例 名 称 规 格 安装 方式 
1 = 声 光 讯 响 线 缆 ZR-RVS-2X1.5-SC20 埋 墙 ， 埋 地 暗 设 
2 == 消防 电话 线 RVVP-2X 1.5-SC20 ai, ШИ 
= нар. ZR-BV-2X2.5+ZR-RVS- “ "т 
3 F 消火栓 线 缆 2Х1.5-5С20 Ии, ЕНИ 

Š 5 ZR-BV-2X2.5+ZR-RVS- š 
4 一 K 一 БАЛ оу Жн, ЖШ 

5 TO) 输入 /输出 模块 GST-LD-8301 模块 箱 内 安装 
































动作 切换 模块 


GST-LD-8302A 





模块 箱 内 安装 


























短路 保护 器 GST-LD-8313 模块 箱 内 安装 
8 A 消防 电话 分 机 TS-200A Б Ат 
9 [69] 消防 广播 切换 模块 GST-LD-8305 模块 箱 内 安装 



















水 流 指 示 器 


信号 水 阀 





见 水 施 


见 水 施 





























12 [><] BKR 见 暖 施 тост 
13 Ш 感 温 探测 器 JTW-ZCD-G3N 吸 项 安装 
14 A 扬声器 距 地 2.2m 
15 5 感 烟 探测 器 JTP-GD-G3 吸 项 安装 
16 回 Tomera J-SAP-8402 距 地 1.5m 
17 I 单 输入 模块 GST-LE-8300 模块 箱 内 安装 


























5-7 消防 火灾 自动 报警 系统 图 例 
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图 5-8 五 层 自动 报警 及 联动 平面 图 
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图 5-10 一 层 自动 报警 及 联动 平面 图 
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图 5-11 二 层 自动 报警 及 联动 平面 图 
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图 5-12 三 层 自动 报警 及 联动 平面 图 
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图 5-13 四 层 自 动 报警 及 联动 平面 图 
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消防 工程 按 灭 火 介质 不 同 ， 可 以 分 为 水 灭火 系统 和 非 水 灭火 系统 ; 按照 灭火 设备 构造 
不 同 ， 可 以 分 为 消火栓 灭火 系统 (属于 水 灭火 系统 ) 和 自动 喷洒 灭火 系统 〈 可 以 喷 水 ， 也 
可 以 喷 其 他 介质 ， 如 气体 或 泡沫 )。 本 部 分 以 建筑 消防 给 水 系统 为 学 习 对 象 。 

建筑 消防 给 水 系统 是 指 以 水 为 主要 灭火 剂 的 消防 系统 ， 是 目前 用 于 扑灭 建筑 一 般 性 火 
灾 的 最 经 济 有 效 的 消防 系统 。 

建筑 消防 给 水 系统 主要 有 消火栓 给 水 系统 和 自动 喷 水 灭火 系统 两 大 类 ， 除 此 之 外 还 有 
水 喷雾 灭火 系统 。 








wi 


БАШ 消火栓 给 水 灭火 系统 


消火栓 灭火 系统 分 为 室外 系统 和 室内 系统 。 室 外 系统 包括 室外 给 水 管 网 、 消 防水 泵 接 
合 器 及 室外 消火栓 等 ; 室内 系统 包括 室内 消防 给 水 管 网 、 室 内 消火栓 、 储 水 设备 、 升 压 设 
备 、 管 路 附件 等 。 室 内 普通 消防 系统 如 图 5- 14 所 示 ， 高层 建筑 分 区 室内 消火栓 给 水 系统 
如 图 5-15 所 示 。 






屋顶 消火栓 
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图 5-14 室内 普通 消防 系统 图 5-15 高 层 建筑 分 区 室内 消火栓 给 水 系统 
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1. 消火栓 设备 

消火栓 设备 由 水 枪 、 水 带 和 消火栓 组 成 ， 均 安装 于 消火栓 箱 内 ， 如 图 5 – 16 所 示 。 室 
内 消火栓 应 布置 在 建筑 物 内 各 层 明显 、 易 于 取 用 和 经 常 有 人 出 入 的 地 方 ， 如 楼 梯 间 、 走 
廊 、 大 厅 、 车 间 的 出 入口 和 消防 电梯 的 前 室 等 处 。 设 有 室内 消火栓 的 建筑 如 为 平 屋顶 时 
宜 在 平 屋 项 上 设置 试验 和 检查 用 的 消火栓 。 


АГ] 
Ин Оу 
Be 
【屋顶 试验 消火栓 】 
SN50 室 内 消火栓 SN65 室 内 消火栓 
_/^® 


SNOS ЖАХШ ГИЙ ДЕ $М554 ШКЕ 
图 5-16 消火栓 设备 
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消火栓 箱 


2. 消防 管 网 

建筑 物 内 消防 管 网 包括 干 管 和 支管 其 常用 管材 为 钢管 ， 以 环 状 布置 为 佳 。 

з. 消防 水 泵 接合 器 

水 泵 接合 器 是 连接 消防 车 向 室内 消防 给 水 系统 加 奈 供 水 的 装置 一端 由 消防 给 水 管 网 
水 平 干 管 引出 ， 另 一 端 设 于 消防 车 易于 接近 的 地 方 。 水 泵 接合 器 分 为 地 上 式 、 地 下 式 和 墙 
壁 式 三 种 ， 如 图 5=17 所 示 。 





(a) 地 上 式 (b) 地 下 式 (с) 墙壁 式 
图 5-17 消防 水 泵 接合 器 


自动 喷 水 灭火 系统 


自动 喷 水 灭 火 系统 是 一 种 在 发 生火 灾 时 ， 能 自动 打开 喷头 喷 水 灭火 并 同时 发 出 火警 信 
号 的 消防 灭火 设施 。 

自动 喷 水 灭 火 系 统 由 管 网 、 报 警 装置 、 水 流 指示 器 、 喷 头 、 消 防水 泵 等 组 成 。 自 动 喷 
淋 灭 火 系统 根据 系统 中 所 使 用 喷头 的 形式 不 同 ， 可 分 为 闭 式 和 开 式 两 大 类 。 闭 式 喷头 是 
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BERE OUREA Jš sk Р ЖЕЛЕ ЛК ИКТ Be sS pR) 堵 住 喷头 的 出 水 口 ， 当 建筑 物 发 生火 


9. 火场 温度 达到 喷头 开启 温度 时 ， 喷头 出 水 灭火 ; 开 式 喷头 的 出 水 口 是 开 启 的 ， 其 控制 
设备 在 管 网 上 ， 其 喷头 的 开放 是 成 组 的 。 自 动 喷头 如 图 5-18 所 示 。 


GED EE 


(a) 闭 式 喷头 (b) 开 式 喷头 
图 5-18 自动 喷头 














使 用 闭 式 自动 喷 水 灭火 系统 ， 当 室温 上 升 到 足以 打开 闭 式 喷头 上 的 闭锁 装置 时 ,喷头 
立即 自动 打开 喷 水 灭火 ， 同 时 报警 阀 通 过 水 力 警 铃 发 出 报警 信号 。 闭 式 自动 喷 水 灭火 系统 
管 网 有 以 下 四 种 类 型 。 

1. 湿式 喷 水 系统 

在 准 工作 状态 时 管道 内 充满 用 于 启动 系统 的 有 压 水 的 闭 式 系统 。 当 保护 区 内 发 生火 灾 
时 ， 室 内 空气 温度 上 升 致使 喷头 上 的 锁 封 易 熔 合金 熔化 ， 或 玻璃 球 喷头 上 的 密封 玻璃 泡 爆 
碎 ， 喷 头 即 自行 喷 水 灭 火 ， 同 时 发 出 警报 信号 。 湿 式 自动 喷 水 灭火 系统 演示 如 图 5- 19 所 示 。 
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ESR 图 5-19 湿式 自动 喷 水 灭 火 系 统 演 示 示 意图 
= s (1) 报警 闪 。 作 用 是 开启 和 关闭 管 网 的 水 流 ， 传 递 控制 信号 至 控 


制 系统 并 启动 水 力 警 铃 直接 报警 。 有 湿式 、 干 式 、 干 湿式 和 璀 淋 式 4 
【湿式 自动 喷 水 灭 火 °S 
TARARE делу, MMR 5 - 20 所 示 。 
(2) 水 流 指示 器 。 作 用 是 某 个 喷头 开启 喷 水 或 管 网 发 生 水 量 泄漏 时 ， 管 道中 的 水 产生 
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流动 ; 引起 水 流 指示 器 中 桨 片 随 水 流 而 动作 ; 接 通 延 时 电路 后 ， 继 电器 触电 吸 合 发 出 区 域 
水 流 电信 号 ， 送 至 消防 控制 室 。 水 流 指示 器 如 图 5-21 所 示 。 


bat 








(а) 湿式 报警 网 (b) тже 
图 5-20 HEA 
EO 
б СРИ 
(EEEE di] 
/ 工作 原理 】 





(a) ЖОН (Б 2:00 (с) 螺纹 型 (d) 焊接 型 
图 5-21 水 流 指 示 器 


2. 干 式 喷 水 系统 

干 式 哎 水 系统 平时 管 网 中 充满 有 压气 体 :只 在 报警 阀 前 的 管道 中 充满 有 不 

з. 干 湿式 喷 水 系统 

干 湿式 喷 水 系统 冬季 管 网 中 充满 有 压气 体 ， 在 温暖 季节 ， 管 网 中 充满 有 压 水 。 

4. 预 作 用 喷 水 系统 

预 作 用 喷 水 系统 喷 水 管 网 平时 不 充 水 ， 只 充气 体 。 发 生火 灾 时 ,由 火灾 探测 器 接 到 信 
号 后 ， 自 动 启 动 预 作 用 阀 而 向 喷 水 管 网 中 充 水 。 当 起 火 房间 温度 达到 喷头 开放 温度 时 ， 喷 
头 打 开 ， 喷 水 灭火 。 


火灾 自动 报警 系统 


1. 工作 原理 E pao] 

火灾 自动 报警 系统 是 用 于 尽早 探测 初期 火灾 并 发 出 警报 ， 以 便 采 取 相 ОХ 
应 措施 〈 如 朴 散 人 员 、 呼 叫 消防 队 、 启 动 灭火 系统 、 操 作 防 火 门 、 防 火 郑 А р 
ШАЛ ЛАР) ЕЗ ЗСА АЕ HDI AE ВАН рр k арак 
程 的 主要 内 容 ， 其 功能 是 自动 监测 区 域内 火灾 发 生 时 的 热 、 光 和 烟雾 ， 从 ”消防 联动 演示 】 
而 发 出 声 光 报警 并 联动 其 他 设备 的 输出 接点 ， 控 制 自动 灭火 系统 、 紧 急 广播 、 事 故 照明 、 电 
梯 、 消 防 给 水 和 排 烟 系统 等 ， 实 现 监测 、 报 警 和 灭火 自动 化 。 


k. 


У 
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2. 系统 组 成 
火灾 自动 报警 系统 由 和 触发 器 件 、 火 灾 报 警 装置 ， 以 及 具有 其 他 辅助 功能 的 装置 组 成 。 
其 中 ， 火 灾 报 警 控制 器 是 火灾 报警 和 联动 控制 的 心脏 ， 它 是 给 火灾 探测 器 供电 、 接 收 显示 
及 传递 火灾 报警 信号 ， 并 能 输送 控制 指令 的 一 种 自动 报警 装置 。 火 灾 报 警 控制 器 可 单独 作 
火灾 自动 报警 用 ， 也 可 与 自动 防 灾 及 灭火 系统 联动 ， 组 成 自动 报警 联动 控制 系统 。 火 灾 自 
动 报警 系统 如 图 5- 22 所 示 。 
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火灾 报警 系统 构成 
5-22 火灾 自动 报警 系统 图 示 
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3. 火灾 自动 报警 系统 常用 装置 

1) 各 种 探测 器 

(1) 点 型 感 烟 探测 器 : 对 警戒 范围 中 某 一 点 周围 的 烟 密 度 升 高 响应 的 火灾 探测 器 。 根 
据 其 工作 原理 不 同 ， 可 分 为 离子 感 烟 探 测 器 和 光电 感 烟 探 测 器 。 

(2) 点 型 感 温 探测 器 : 对 警戒 范围 中 某 一 点 周围 的 温度 升 高 响应 的 探测 器 。 根 据 其 工 
作 原 理 不 同 ， 可 分 为 定 温 探测 器 和 差 温 探测 器 。 

(3) 点 型 烟 温 复合 探测 器 : 又 叫 作 复合 式 感 烟 感 温 火 灾 探 测 器 、 烟 温 一 体 探测 器 。 所 
谓 烟 温 是 指 感 烟 和 感 温 ， 就 是 既 可 以 探测 烟雾 浓度 而 报警 ， 又 可 以 探测 温度 变化 而 报警 。 

(4) 光束 探测 器 : 将 火灾 的 烟雾 特征 物理 量 对 光束 的 影响 转换 成 输出 电信 号 的 变化 并 
立即 发 出 报警 信号 的 器 件 。 它 由 光束 发 生 器 和 接受 器 两 个 独立 部 分 组 成 。 

(5) 火焰 探测 器 : 将 火灾 的 辐射 光 特 征 物理 量 转换 成 电信 号 , 并 立即 发 出 报警 信号 的 
器 件 。 常 用 的 有 红外 探测 器 和 紫外 探测 器 。 

(6) 可 燃气 体 探测 器 : 对 监视 范围 内 泄漏 的 可 燃气 体 达到 二 定 浓度 时 发 出 报警 信号 的 
器 件 。 常 用 的 有 催化 型 可 燃气 体 探测 器 和 半导体 可 燃气 体 探测 器 。 

Ст) 图 像 型 火灾 探测 器 : 采用 视频 图 像 方式 分 析 爷 烧 或 加 热 过 程 中 产生 的 烟雾 、 火 
焰 、 温 度 ， 进 行 火灾 探测 报警 的 装置 。 按 探测 原理 和 不同， 可 分 为 图 像 型 感 烟火 灾 探 测 咒 、 
图 像 型 火焰 火灾 探测 器 和 图 像 型 感 温 火 灾 探 测 器 ; 按 使 用 环境 条 件 不 同 ， 可 分 为 室内 图 像 
型 火灾 探测 器 和 室外 图 像 型 火灾 探测 器 。 

(8) 线 型 探测 器 : 温度 达到 预定 值 时 ， 利 用 两 根 载 流 导线 间 的 热 敏 绝缘 物 深化， 使 两 
根 导线 接触 而 动作 的 火灾 探测 器 。 

各 种 探测 器 如 图 5- 23 所 示 。 















































(a) 点 型 感 烟 探测 器 (b) 点 型 感 温 探测 器 (с) 点 型 烟 温 复合 探测 器 (d) 光束 探测 器 


° 


(e) 火焰 探测 器 (f) 可 燃气 体 探测 器 (g) 图 像 型 火灾 探测 器 (h) 线 型 探测 器 
图 5-23 各 种 探测 器 





2) 其 他 装置 
D 按钮 : 用 手动 方式 发 出 火灾 报警 信号 且 可 确认 火灾 的 发 生 ， 以 及 启动 灭火 装置 的 


器 件 。 
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(2) 消防 警 铃 以 音响 方式 发 出 火灾 报警 信号 的 装置 。 
(3) 声 光 报警 器 : 亦 称 为 火警 声 光 报警 器 或 火警 声 光 讯 响 器 ， 是 一 种 以 音响 方式 和 内 
光 方 式 发 出 火灾 报警 信号 的 装置 。 
(4) 模块 〈 模 块 箱 ) : 在 总 线 制 消防 联动 系统 中 用 于 现场 消防 设备 与 联动 控制 器 间 传 
递 动作 信号 和 动作 命令 的 器 件 。 
(5) 单 输出 : 可 输出 单个 信号 。 
(6) 多 输出 : 具有 两 次 以 上 不 同 输出 信号 。 
(7) 端子 箱 : 在 总 线 制 消防 联动 系统 中 配 接 于 探测 器 与 报警 控制 器 间 ， 向 报警 控制 器 
传递 火警 信号 的 器 件 。 
(8) 报警 控制 器 〈 箱 ): 能 为 火灾 探测 器 供电 、 接 收 、 显 示 和 传递 火灾 报警 信号 的 报 
警 装 置 ， 用 于 接收 现场 探测 器 的 故障 、 报 警 和 动作 信号。 
(9) 联动 控制 器 〈 箱 ): 能 接收 由 报警 控制 器 传递 来 的 报警 信号 ， 并 对 自动 消防 等 装 
置 发 出 控制 信号 的 装置 。 它 用 于 联动 现场 的 模块 ， 通 过 联动 模块 联动 现场 设备 ， 如 防火 
阀 、 卷 帘 门 、 电 梯 、 水 泵 、 电 机 等 。 
(10) 远程 控制 器 : 可 接收 传送 控制 器 发 出 的 信号 ;对 消防 执行 设备 实行 远 距 离 控 制 
的 装置 。 
AD 重复 显示 器 : 在 多 区 域 多 楼 层 报警 控制 系统 中 ， 用 于 某 区 域 某 楼 层 接收 探测 器 
发 出 的 火灾 报警 信号 ， 显 示 报 警 探 测 器 位 置 ， 发 出 声 光 报警 信号 的 控制 器 。 
(12) 消防 广播 控制 柜 ;: 在 火灾 报警 系统 中 集 播 放 音源 、 功 率 放 大 器 、 输 入 混合 分 配 
器 等 于 一 体 ， 可 实现 对 现场 扬声器 控制 ， 发 出 火灾 报警 语音 信号 的 装置 。 
(13) 功放 : 用 于 消防 广播 系统 中 的 广播 放大 器 
(14) 广播 分 配器 : 消防 广播 系统 中 对 现场 扬声器 实现 分 区 域 控制 的 装置 。 
5) 消防 电话 主机 : 可 利用 送 话 器 、 受 话 器 : 通信 分 机 进行 对 讲 、 呼 叫 的 装置 。 
(16) 消防 备用 电源 : 能 提供 给 消防 报警 设备 用 直流 电源 的 供电 装置 。 
(17) 报警 联动 一 体 机 : 即 能 为 火灾 探测 器 供电 、 接 收 、 显 示 和 传递 火灾 报警 信号 ， 
又 能 对 自动 消防 等 装置 发 出 控制 信号 的 装置 。 
上 述 装 置 如 图 5 – 24 所 示 。 
3) ЖН ЛУ ХАНАН ЛК Ж бе 
该 系统 主要 由 应 急 照明 控制 器 〈 监 管 主机 )、 消 防 应 急 灯 具 专 用 应 急电 源 、 应 急 照明 
分 配 电 装置 、 各 类 型 智能 灯具 等 组 成 ， 形 成 了 一 套 智 能 网 络 ， 在 发 生 灾害 时 ， 应 急 照明 控 
制 器 (监管 主机 ) 可 提前 生成 预案 ， 自 动 生 成 玻 散 线路 ， 将 人 群 朴 散 到 安全 地 带 ， 为 消防 
人 员 作业 提供 有 利 的 条 件 。 该 系统 强调 朴 散 的 智能 性 、 通 信 的 可 靠 性 、 电 源 的 安全 性 、 操 
作 的 方便 性 、 人 机 的 友好 。 
(1) 应 急 照 明 控制 主机 : 为 系统 的 中 央 指 挥 中 枢 ， 主要 由 工控 机 、 液 晶 显示 器 、 信 号 
处 理 模块 、 应 急电 源 模块 等 构成 。 有 交互 式 操作 软件 支持 ， 负 责 解析 底层 设备 的 工作 故障 
状态 信息 ， 接 受 来 自 消防 报警 系统 发 出 的 火警 联动 信息 ， 对 火警 信息 进行 决策 ， 对 底层 灯 
具 发 送 各 种 指令 进行 聋 导 。 应 急 照 明 控 制 主机 采用 工控 计算 机 系统 .组 态 软 件 架构 ,可 直 
接 导入 САР 图 形 ， 显 示 平 面 疏 散 图 形 ， 并 具有 缩放 功能 。 应 急 照 明 控制 主机 放置 于 消防 
控制 中 心 ， 需 与 消防 自动 化 系统 连接 。 
(2) 消防 应 急 灯 具 专 用 应 急电 源 : 为 智能 政 散 指示 系统 专用 供电 设备 ,为 区 域内 分 配 
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广播 分 配器 消防 电话 主机 消防 备用 电源 报警 联动 一 体 机 
图 5-24 火灾 自动 报警 系统 常用 装置 


电 装置 提 供 工作 电源 。 在 正常 情况 时 ， 由 交流 市 电 经 过 互 投 装置 给 重要 负载 供电 ， 当 交流 
市 电 断 电 后 ， 互 投 装置 将 立即 切换 至 电池 组 供电 ， 当 市 电 电压 恢复 时 ， 应 急电 源 将 恢复 为 
市 电 供 电 。 集 中 电源 通过 RS485 总 线 与 应 急 照 明 控 制 器 通信 ， 将 运营 信息 远 传 给 应 急 照 明 
控制 器 ， 并 接受 应 急 照明 控制 器 控制 。 

(3) 应 急 照明 分 配 电 装 置 : 为 智能 下 散 指示 系统 的 区 域 型 控制 主机 ， 能 够 存储 疏散 预 
案 ， 受 控 于 系统 应 急 照明 控制 器 通讯 。 采 用 RS485 总 线 与 中 央 主 机 通讯 ， 输 出 DC24V 安 
全 电压 ， 可 以 对 每 个 应 急 照 明灯 和 朴 散 指示 牌 进行 巡 检 并 传送 疏散 指令 和 消防 联动 指示 o 

(4) 智能 消防 朴 散 指示 灯具 : 具有 巡 检 、 常 亮 、 灭 灯 、 改 变 方向 等 功能 ， 根 据 应 急 照 
明 控 制 器 下 发 的 指令 正确 指向 朴 散 方向 .并 对 点 亮 指示 箭头 进行 自 检 ， 出 现 故 障 有 报警 功 
能 。 工 作 电 压 为 DC24V。 

智能 消防 应 急 下 散 指示 系统 主要 设备 如 图 5- 25 所 示 。 











(a) 应 急 照 明 控制 主机 (b) 消防 应 急 籽 具 专用 应 急电 源 
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(c) SAR y Ruri w (d) ЗВЕЧАНА ГД, 
85-25 智能 消防 应 急 疏 散 指示 系统 主要 设备 
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ЫЛ 工程 量 计算 及 消耗 量 定额 应 用 


16518 建筑 消防 给 水 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 (SD 02— 
ПУН 31 一 2016) 第 九 册 。 该 册 定 额 适 用 于 工业 与 民用 建筑 工程 中 的 消防 
[| N 工程 。 A 
[аян L 水 灭火 系统 安装 
HEERS D 管道 界线 的 划分 
CEAR) 2 D 室内 外 界线 的 划分 ， 入口 处 设 阁 门 者 以 闪 门 为 界 ， 无 阔 门 者 以 


建筑 物 外 墙 皮 1. от 为 界 。 
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(2) 与 市 政 给 水 管道 的 界限 : 以 与 市 政 给 水 管道 磁头 点 或 以 计量 表 、 阀 门 ОЛО 
为 界 。 

2) 工程 量 计算 规则 

d) 管道 安装 按 设计 图 示 管 道中 心 线 长 度 以 “10m” 为 计量 单位 ， 不 扣除 阀门 、 管 件 
及 各 种 组 件 所 占 长 度 。 

(2) 喷头 、 水 流 指示 器 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 按 安装 部 位 、 方 式 、 规 格 以 “个 ”为 计 
量 单位 。 

(3) 报警 装置 、 室 内 消火栓 、 室 外 消火栓 、 消 防水 泵 接合 器 均 按 设计 图 示 数 量 计算 。 
报警 装置 、 室 内 外 消火栓 、 消 防水 泵 接合 器 分 形式 ， 按 成 套装 置 及 附件 以 “组 ”“ 套 ”为 
计量 单位 。 成 套装 置 及 附件 见 表 5 - 1。 


表 5-1 成 套装 置 及 附件 包括 的 内 容 








序号 项 目 名 称 包括 内 容 
WRN, MKEK, WEER, REA, MAREN. а 
1 湿式 报警 装置 验 管 流量 计 、 过 滤器 、 延 时 器 水 力 警 铃 、 报 警 截止 浆 、 漏 斗 、 
压力 开关 





НЮ. ЖЕН, ШЖ, ЖЕЛ) Ж, KEIR, 
DWE kiq. MAR (сй, MRE CON). Ж 
РЕ ЖЮРИНИН. HE CAD. (Ñ IFI. W, ЯШЕР, ЖЕН] 
W. KW. HJ F X: 


2 干 湿 两 用 报警 装置 





雨 淋 闻 、 压 力 表 、 港 放 试 验 阅 、 流 量 表 、 截 止 阅 、 注 水 章 、 止 
3 电动 雨 淋 报警 装置 Тер, на В. НЕК В. ла рК ЙА. ЗЕЕ О НА, Нр. А 
力 开关 、 过 滤器 、 УКН 





二 式 报警 阅 、 压 力 表 (2 W), HER, WER, HAR, Ek 
4 预 作 用 报警 装置 闪 、 止 回 闪 、 泄 放 阀 、 报 警 试验 阀 、 液 压 切断 闻 、 气 压 开 关 (2 
个 ) 、 试 压 电磁 阀 、 应 急 手 动 试 压 器 、 漏 斗 、 过 滤器 、 水 力 警 铃 











5 室内 消火栓 消火栓 箱 、 消 火 栓 、 水 枪 、 水 龙 带 、 水 龙 带 接 扣 、 挂 架 
6 室外 消火栓 地 下 式 消火栓 、 法 兰 接管 、 弯 管 底座 或 消火栓 三 通 
消火栓 箱 、 消 火 栓 、 水 枪 、 水 龙 带 、 水 龙 带 接 扣 、 挂 架 、 消 防 


Жы жаа 
7 “| 室内 消火栓 〈 带 自动 卷 盘 кае 








ПП ЖЖ, ЕЁ, ФМ, М СК) Q. W KE. 


жик ЖЕДЕЛ 
8 消防 水 泵 接合 器 标牌 





9 水 炮 及 模拟 末端 装 管 水 炮 和 模拟 末端 装置 的 本 体 











(4) 末端 试 水 装置 按 设计 图 示 数 量 计 算 ， 分 规格 以 “组 ”为 计量 单位 。 
O 温 感 式 水 幕 装 置 安装 以 “组 ”为 计量 单位 。 

(6) 灭火 器 按 设 计 图 示 数 量 计算 ,分 形式 以 “ 具 " “组”“ 套 ”为 计量 单位 。 
Ст) 消防 水 炮 按 设计 图 示 数 量 计算 .分 规格 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
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ФЭ ьп декада, kaka m. еве, анж 


1. 温 感 水 幕 装置 

温 感 水 幕 装置 是 通过 温度 感应 以 水 幕 灭火 的 装置 。 它 利用 密集 喷 酒 所 形成 的 水 墙 或 水 
R. 喷头 沿线 装 布置 ， 喷 水 成 水 帘 状 ， 发 生火 灾 时 不 直接 扑灭 火灾 ， 而 是 阻挡 火焰 气流 和 
热 辐射 向 临近 保护 区 扩散 ， 对 简易 防火 分 割 物 〈 如 防火 卷 帘 、 防 火 幕 ) 进行 冷却 ， 提 高 其 
耐火 性 能 ， 或 阻隔 火焰 穿 过 开口 部 位 ， 直 接 用 作 防 火 分 隔 的 一 种 自动 喷 水 消 防 系 统 。 温 感 
水 幕 装 置 由 输出 控制 器 或 温 感 雨 淋 闻 、 水 幕 喷 头 、 球 阎 及 配 管 等 组 成 。 

2. 末端 试 水 装置 

末端 试 水 装置 是 安装 在 系统 管 网 或 分 区 管 网 的 末端 ， 检验 系 统 启动 、 报 警 及 联动 等 功 
能 的 装置 ， 是 自动 喷 水 灭火 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 如 图 5-26 所 示 。 

3. 减 压 孔 板 

减 压 孔 板 是 为 了 均衡 各 层 管 段 的 水 流量 ， 降 低 底 层 的 
自动 喷 水 灭火 设备 和 消 火 痊 的 出 口 压力 及 出 口 流量 的 装置 ， 
如 图 5-27 и, 洪江 作 原 理 是 对 液体 的 动 压力 (不 含 静 
压力 ) 进行 减 压 。“ 目 前 ， 高 层 建筑 由 于 层 数 较 多 ,高 层 和 
低层 所 承受 的 静水 压力 不 一 样 。 出 水 时 ,低层 的 水 流动 压 
力 比 高 层 的 水 流动 压力 大 很 多 。 扑 救火 灾 时 ,低层 消 防水 
带 往往 爆裂 ， 减 压板 对 水 流 的 动 压 力 具 有 减 压 功能 。 当 流 
动 的 水 经 过 减 压 孔 板 时 ,由 于 局 部 的 阻力 损失 ,在 减 压 孔 
处 产生 压力 降 ， 从 而 满足 消火栓 的 出 口 压力 及 流量 的 需要 。 





图 5-26 末端 试 水 装置 


4. 消防 水 炮 
消防 水 炮 是 一 种 以 水 为 介质 ， 远 距离 扑灭 火灾 的 灭火 设备 ， 可 用 于 灭火 、 冷 却 、 隔 热 
和 排 烟 等 消防 作业 ， 如 图 5 一 28 所 示 。 





图 5-27 减 压 孔 板 图 5-28 消防 水 炮 


3) 定额 应 用 说 明 

O 管道 安装 项 目 中 , 均 包括 相应 管件 安装 、 水 压 试 验 及 水 冲洗 工作 内 容 。 各 种 管件 
数量 系 综合 取 定 ， 执 行 定额 时 ， 成 品 管件 数量 可 依据 设计 文件 及 施工 方案 或 参照 本 册 附 录 
“管道 管件 数量 取 定 表 ” 计 算 . 定额 中 其 他 消耗 量 均 不 做 调整 。 

(2) 若 设计 或 规范 要 求 钢管 需要 镀 锌 ， 其 镀 锌 及 场 外 运输 另行 计算 。 








G) 消火栓 管道 RER) 大 于 公称 直径 DN200 时 ,执行 水 喷 淋 钢管 ( 沟 槽 连接 ) 
相关 项 目 。 

Са) 阀门 安装 执行 本 定额 第 十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 相 应 项 目 。 

O 报警 装置 安装 项 目 ， 定 额 中 已 包括 装配 管 、 泄 放 试 验 管 及 水 力 警 铃 出 水 管 安装 ， 
水 力 警 铃 进 水 管 按 图 示 尺 寸 执行 管道 安装 相应 项 目 ; 其 他 报警 装 息 适用 于 雨 淋 、 干 湿 两 用 
及 预 作 用 报警 装置 。 

(6) 喷头 、 报 警 装 置 及 水 流 指 示 器 安装 定额 均 是 按 管 网 系统 试 讨 、 冲 洗 合 格 后 安装 考 
虑 的 ， 定 额 中 已 包括 丝 堵 、 临 时 短 管 的 安装 、 拆 除 及 摊 销 。 

Ст) 温 感 式 水 幕 装 兽 安 装 定额 中 已 包括 给 水 三 通 至 喷头 、 阀 门 间 的 管道 、 管 件 、 阀 
门 、 喷 头等 全 部 安装 内 容 ， 但 管道 的 主 材 数量 按 设计 管道 中 心 长 度 另 加 损耗 计算 ， 喷 头 数 
量 按 设计 数量 另 加 损耗 计算 。 

(8) 落地 组 合式 消防 柜 安装 ， 执 行 室内 消火栓 〈 明 装 ) 定额 项 目 。 

(9) 室外 消火栓 、 消 防水 泵 接合 器 安装 ， 定 额 中 包括 法 兰 接管 及 弯 管 底座 (消火栓 三 
通 ) 的 安装 ， 其 本 身价 值 另行 计算 。 

(10) 消防 水 炮 及 模拟 末端 装置 项 目 ， 定 额 中 仅 包 括 本 体 安装 ， 不 包括 型 钢 底座 制作 
安装 和 混凝土 基础 砌 筑 。 

2. 火灾 自动 报警 系统 安装 

1) 工程 量 计算 规则 
点 型 探测 器 按 设计 图 示 数 其 计算 ， 不 分 规格 、 型 号 、 安 装 方式 与 位 置 ， 以 “个 ” 
为 计量 单位 。 探 测 器 安装 包括 也 探头 及 底座 的 安装 和 本 体 调试 。 光 东 探 测 器 以 “对 ”为 计 
量 单位 〈 光 束 探测 器 是 成 对 使 用 的 ， 在 计算 时 一 对 为 两 只 )。 定 额 中 包括 了 探头 支架 安装 
和 探测 器 的 调试 以 及 对 中 安装 。 

(2) 线 型 探测 器 的 安装 方式 按 环 绕 、 正 弦 、 直 线 综合 考虑 ， 不 分 线 制 及 保护 形式 ， 以 
“10m” 为 计量 单位 。 

G) 线性 探测 器 信号 转换 装置 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

Са) 光纤 感 温 火 灾 探 测 信号 处 理 器 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

O) 线 型 探测 器 终端 〈 中 间 ) 盒 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(6) 按钮 包括 火灾 报警 按钮 、 带 电话 插 孔 报警 按钮 、 消 火 栓 报 警 按钮 、 紧 急 启 停 按 
钮 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 定 额 按 照 在 轻 质 墙 体 和 硬 质 墙 体 上 安装 两 种 方式 综合 考虑 。 

Ст) 报警 器 包括 消防 警 铃 、 声 光 报警 器 、 放 气 指示 灯 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 定 额 已 
包括 其 接线 盒 的 安装 ， 并 按照 在 轻 质 墙 体 和 硬 质 墙 体 上 安装 两 种 方式 综合 考虑 。 

(8) 空气 采样 型 探测 器 包括 空气 采样 管 、 极 早期 空气 采样 报警 器 ， 空 气 采样 管 依据 图 
示 设 计 长 度 ， 以 “m” 为 计量 单位 ， 极 早期 空气 采样 报警 器 依据 探测 回路 数 按 设 计 图 示 计 
算 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(9) 消防 报警 电话 包括 电话 分 机 、 无 线 电话 分 机 、 电 话 插 孔 ， 不 分 安装 方式 ， 以 
“个 ”为 计量 单位 。 

(10) 消防 广播 〈 扬 声 器 ) 区 分 吸 顶 式 、 壁 挂 式 及 嵌入 式 三 种 安装 方式 ， 以 “个 ”为 
计量 单位 。 

aD 消防 模块 包括 单 输入 (输出 )、 多 输入 (输出 )、 单 输入 单 输出 及 多 输入 多 输出 ， 


不 分 安装 方式 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 
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(12) 模块 箱 、 端 子 箱 的 安装 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ， 并 按照 在 轻 质 墙 体 和 硬 质 墙 体 
上 安装 两 种 方式 综合 考虑 。 

(13) 区 域 报警 控制 箱 不 分 线 制 ， 按 其 安装 方式 不 同 分 为 壁挂 式 和 落地 式 ， 按 照 “ 点 ” 
数 的 不 同 划分 子 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。“ 点 ”是 指 区 域 报警 控制 箱 内 报警 控制 器 所 带 
的 有 地 址 编码 的 报警 器 件 〈 火 灾 探 测 器 、 各 种 报警 按钮 、 模 块 等 ) 的 数量 ， 如 果 一 个 模块 
带 数 个 探测 器 ， 则 只 能 计 为 一 点 。 

(14) 联动 控制 箱 不 分 线 制 ， 按 其 安装 方式 不 同 分 为 壁挂 式 和 落地 式 。 按 照 “ 点 ” 数 
的 不 同 划 分 子 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。“ 点 ”是 指 联动 控制 第 设备 型 号 的 点 数 。 

(15) 远程 控制 箱 按 其 控制 回路 数 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(16) 家 庭 火灾 报警 控制 箱 〈 器 ) 不 分 线 制 ， 不 分 规格 、 型 号 、 安 装 方式 ， 以 “ 台 ” 
为 计量 单位 。 

(17) 重复 显示 器 〈 楼 层 显 示 器 ) 不 分 线 制 ， 不 分 规格 、 型 号 $ 安装 方式 ， 以 “ 台 ” 
为 计量 单位 。 

(18) 多 线 制 手动 控制 盘 〈 柜 ) 按照 回路 数 的 不 同 划 分 子 日 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(19) 火灾 报警 系统 控制 主机 不 分 线 制 ， 按 其 安装 方式 不 同 分 为 壁挂 式 和 落地 式 。 按 
照 “ 点 ” 数 的 不 同 划分 子 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 3“ 点 ”是 指 设 备 主机 型 号 的 点 数 。 

(20) 联动 控制 主机 安装 不 分 线 制 按照- “点 ” 数 的 不 同 划分 子 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 
单位 。“ 点 ”是 指 设备 型 号 的 点 数 。 

(21) 消防 广播 控制 柜 是 指 安装 成 套 广 播 设备 的 成 品 机柜 ， 不 分 规格 、 型 号 以 “人 台 ” 
为 计量 单位 。 

(22) 广播 功率 放大 器 、 “广播 录放 盘 、 和 矩阵 及 广播 分 配器 的 安装 ， 不 分 规格 、 型 号 以 
“ 台 ” 为 计量 单位 。 

(23) 消防 电话 主机 按 其 控制 回路 数 ， 六 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

(24) 火灾 报警 控制 微机 、 图 形 显示 及 打印 终端 的 安装 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

(25) 备用 电源 及 电池 主机 柜 综合 考虑 了 规格 、 型 号 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(26) 报警 联动 一 体 机 不 分 线 制 ， 按 其 安装 方式 不 同 分 为 壁挂 式 和 落地 式 。 按 照 “点 ” 
数 的 不 同 划分 子 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 .“ 点 ”是 指 设备 型 号 的 点 数 。 

(27) 智能 消防 灯具 是 指 带 有 地 址 编码 的 具有 巡 检 、 常 亮 、 灭 灯 、 改 变 方向 等 功能 的 
灯具 ,按照 其 安装 方式 分 为 帅 挂 式 、 壁 挂 式 、 巾 墙 式 及 地 面 式 。 依 据 设计 图 示 数 量 计算 ， 
以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

(28) 应 急 照 明 分 配 电 装 置 控制 箱 综合 考虑 了 安装 方式 ,按照 “点 ” 数 的 不 同 划 分 子 
H. 以“ 台 ” 为 计量 单位 。“ 点 ”是 指 设备 型 号 的 点 数 。 

(29) 应 急 照 明 控制 主机 安装 ， 按 其 安装 方式 不 同 分 为 壁挂 式 和 落地 式 ， 按照“ 点 ” 
数 的 不 同 划分 子 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 -“ 点 ”是 指 主 机 设备 型 号 的 点 数 。 

2) 定额 应 用 说 明 

(1) 本 章 定 额 中 均 包 括 以 下 工作 内 容 。 

O 施工 技术 准备 、 施 工 机 械 准备 、 标 准 仪器 准备 、 施 工 安全 防护 措施 、 安 装 位 置 的 
清理 。 

© 设备 和 箱 、 机 及 元 件 的 搬运 , 开 箱 检查 ， 清 点， 杂 物 回收 ,安装 就 位 ， 接 地 ， 密 
封 , 箱 、 机 内 的 校 线 、 接 线 、 压 接 端 头 ( 挂 锡 )、 编 码 ， 测试 清洗， 记录 整理 等 。 
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© 本 体 调试 。 

(2) 本 章 不 包括 以 下 工作 内 容 。 

O 设备 支架 、 底 座 、 基 础 的 制作 安装 。 

© 构件 加 工 、 制 作 。 

@ 火灾 报警 控制 微机 安装 中 不 包括 消防 系统 应 用 软件 开发 内 容 。 

Ф 火警 119 直播 外 线 电话 。 

(3) 点 型 防爆 探测 器 安装 ， 执 行 点 型 探测 器 安装 ， 定 额 人 工 乘 以 系数 1.2 

(4) 光 东 探测 器 包括 红外 光 探测 器 和 紫外 光 探测 器 。 

(5) 安装 定额 中 箱 、 机 是 以 成 套装 置 编制 的 ， 柜 式 及 琴 台 式 均 执行 落地 式 安装 相应 
项 目 。 

(6) 闪 灯 执行 声 光 报警 器 。 

(7) 消防 广播 模块 执行 输出 模块 安装 ， 双 切换 模块 执行 输入 输出 模块 安装 。 

(8) 电气 火灾 监控 系统 。 

O 报警 控制 器 按 点 数 执行 火灾 自动 报警 控制 器 安装 。 

© 探测 器 模块 按 输入 回路 数量 执行 多 输入 模块 安装。 

© 剩余 电流 互感 器 执行 相关 电气 安装 定额 。 

D 温度 传感器 执行 线性 探测 器 安装 定额 

(9) 应 急 照明 集中 电源 柜 执行 本 定额 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》 相 关 定 额 子 目 。 

3. 消防 系统 调试 


ЧУЙ pinta 何 为 消防 系统 调试 


消防 系统 调试 ,是 指 一 个 单位 工程 的 消防 工程 全 系统 安装 完毕 且 连 通 ， 为 检验 其 达 
到 消防 验收 规范 标准 所 进行 的 全 系统 的 检测 < 调试 和 试验 。 其 主要 内 容 包括 : 检查 系统 
的 各 线路 设备 安装 是 否 符合 要 求 ， 对 系统 各 单元 的 设备 进行 单独 通电 检验 ; 进行 线路 接 
口试 验 ， 并 对 设备 进行 功能 确认 ; 断 开 消防 系统 ,进行 加 烟 、 加 温 、 加 光 及 标准 校 验 气 
体 模拟 试验 ; 按照 设计 要 求 进行 报警 与 联动 试验 、 整 体 试验 及 自动 灭火 试验 ; 做 好 调试 
记录 。 


1) 工程 量 计算 规则 

(1) 自动 报警 系统 调试 区 别 不 同 点 数 根据 集中 报警 器 台数 按 系统 计算 ， 以 “系统 ”为 
计量 单位 。 自 动 报警 系统 包括 各 种 探测 器 、 报 警 器 、 报 警 按钮 、 报 警 控制 器 组 成 的 报警 系 
统 ， 其 点 数 按 具有 地 址 编码 的 器 件数 量 计算 。 火 灾 事 故 广 播 、 消 防 通信 系统 调试 按 消 防 广 
播 喇叭 、 音 箱 、 电 话 插 孔 数量 分 别 以 “10 只 ”计算 。 消 防 通 信 的 电话 分 机 以 “部 ”计算 。 

D 自动 喷 水 灭火 系统 调试 按 水 流 指示 器 数量 以 “点 ”为 计量 单位 ; 消火栓 灭火 系统 
按 消火栓 启 泵 按钮 数量 以 “点 ”为 计量 单位 ;消防 水 炮 控 制 装置 系统 调试 按 水 炮 数 量 以 
“点 ”为 计量 单位 。 

(3) 防火 控制 装置 调试 按 设计 图 示 数 量 计算 。 

(4) 气体 灭火 系统 装置 调试 按 调 试 、 检 验 和 验收 所 消耗 的 试验 容器 总 数 计算 ， 以 
“点 ”为 计量 单位 。 

(5) 电气 火灾 监控 系统 调试 按 模块 点 数 执行 自动 报警 系统 调试 相应 子 目 。 
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(6) ЙУЛ СНХ # 3 H ЛУ а ПА #Е а 〈 监 管 主 机 )、 消 防 应 急 灯 具 专 用 应 急 
电源 、 应 急 照 明 分 配 电 装置 、 各 类 型 智能 消防 灯具 等 组 成 。 其 调试 区 别 不 同 点 数 根据 应 急 
照明 控制 器 台数 按 系统 计算 ， 以 “系统 ”为 计量 单位 。 甚 点数 按 各 类 型 带 有 地 址 编码 的 智 
能 消防 灯具 数量 计算 。 

2) 定额 应 用 说 明 

(1) 系统 调试 是 指 消防 报 警 、 灭 火 系统 、 防 火 控制 装置 及 智能 消防 应 急 疏 散 指示 系统 
安装 完毕 且 联通 ， 并 达到 国家 有 关 消 防 施 工 验收 规范 、 标 准 后 进行 的 全 系统 检测 、 调 整 和 























试验 。 
(2) 定额 中 不 包括 气体 灭火 系统 调试 试验 时 采取 的 安全 措施 ， 应 按 施工 组 织 设 计 另 行 
计算 。 


O 自动 报警 系统 装置 包括 各 种 探测 器 、 手 动 报警 按钮 和 报警 控制 器 ; 灭火 系统 控制 
装置 包括 消火栓 、 自 动 喷 水 、 七 氟 丙 烷 、 二 氧化 碳 等 固定 灭火 系统 的 控制 装置 ;智能 消防 
应 急 朴 散 指示 系统 装置 包括 智能 朴 散 应 急 灯 具 、 应 急 照 明 分 配 电 装置 、 专 用 应 急电 源 及 应 
急 照 明 控 制 器 。 

(4) 切除 非 消 防 电源 的 点 数 以 执行 切除 非 消防 电源 的 模块 数量 确定 。 

4. 使 用 消防 工程 定额 的 注意 事项 

1) 定额 不 包括 以 下 内 容 

稳 压 装置 安装 ， 消 防水 箱 、 套 管 。 支 架 制 作 安装 〈 注 明 者 除外 )、 剔 槽 打 洞 及 恢 
复 ， 执 行 本 定额 第 十 册 《 给 排水 采暖 \ 燃气 工 程 》 相 应 项 目 。 

(2) 各 种 消防 泵 安装 ， 执 行 本 定额 第 一 册 《 机 械 设 备 安装 工程 》 相 应 项 目 。 

(3) 不 锈 钢管 、 铜 管 管道 安装 ， 执 行 本 定额 第 八 册 ;《 工 业 管道 工程 》 相 应 项 目 。 

(4) 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 ， 执 行 本 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 相 
应 项 目 。 

(5) 电缆 数 设 桥架 安装 、 配 管 配 线 ， 接 线 盒 、 电 动机 检查 接线 、 防 雷 接地 装置 、 液 位 
显示 装置 、 应 急 照 明 集中 电源 柜 等 安装 ,执行 本 定额 第 四 有 册 《 电 气 设备 安装 工程 》 相 应 
项 目 。 

(6) 各 种 仪表 的 安装 及 带电 信号 的 阀门 、 报 警 终端 电阻 、 压 力 开关 、 驱 动 装置 及 油 漏 
报警 开关 的 接线 、 校 线 等 执行 本 定额 第 五 册 《 建 筑 智 能 化 工程 》 相 应 项 目 。 

(7) 凡 涉 及 管 沟 、 基 坑 及 井 类 的 土方 开 挖 、 回 填 、 运 输 、 垫 层 、 基 础 、 砌 筑 、 地 沟 盖 
板 预 制 安 装 、 路 面 开 挖 及 修复 、 管 道 混凝土 支 墩 的 项 目 ， 执行 相关 定额 项 目 。 

2) 下 列 费 用 可 按 系 数 分 别 计 取 

(1) 脚手架 搭 拆 费 : 按 定额 人 工 费 的 5% 计 算 , 其 费用 中 人 工 费 占 35%. 

(2) 建筑 物 超 高 增加 费 : 在 建筑 物 层 数 大 于 6 层 或 建筑 物 高 度 大 于 20m 以 上 的 工业 与 
民用 建筑 上 进行 安装 时 ， 按 表 5- 2 计算 建筑 物 超 高 增加 的 费用 ， 其 费用 中 人 工 费 占 65%. 

表 5-2 建筑 物 超 高 增加 费 系数 表 






























































建筑 物 高 度 (m) <40 | <60 | <80 | <100 | <120 | <140 | <160 | <180 | <200 
建筑 层 数 ( 层 ) <12 | <18 | <24 | <30 | <36 | <42 | <48 | <54 <60 
按 人 工 费 的 百分比 (%) 6 10 14 21 31 10 49 58 68 
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(3) 操作 高 度 增加 费 ， 本 册 定 额 操作 物 高 度 是 按 距 楼 面 或 地 面 5m 考虑 的 ， 当 操作 物 
高 度 超过 5m 时 ， 超 过 部 分 工程 量 其 定额 人 工 、 机 械 乘 以 表 5- 3 中 的 系数 。 


表 5-3 操作 高 度 增加 费 系 数 表 
































操作 物 高 度 (m) <10 <30 <50 
к # 1.1 1.2 1.5 
(4) 在 已 封闭 的 管道 间 〈 井 )、 地 沟 、 吊 项 内 安装 的 项 目 ， 人工、 机 械 乘 以 系数 1.20. 
2720 工程 量 计算 任务 实施 
(1) 任务 一 : 计算 某 活动 中 心 建筑 消防 给 水 工程 的 工程 量 。 开 程 量 计算 书 见 表 5 -4。 


表 5-4 某 活动 中 心 消防 给 水 工程 量 计算 书 




















工程 名 称 ， 某 活动 中 心室 内 消防 给 水 系统 第 页 共 页 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
一 层 А 5 8 2+5+9.75+ 
ЖЕКИНИН DN100 Ат 层 水 平 管 : 2.5 十 0.8 十 12 十 5 十 9.75 十 28 十 
I1. 5+9. 5+11. 2=90. 25(m) 
MER ААН 干 管 , 1.8X3 十 2. 8 十 0.3X2 十 (5. 5—1. 35) =12. 95(m) 
(操作 高 度 5m 以 下 ) ы x3 к } 3X2+ (5. 5—1. 39) = 12, 95(т. 
wE: 5.0—(—5. 50) =10. 50(m) 
9-1-7 
ЕМ: 
1. ШИ DN100 т | 115.97 | 10.2/10X113.70=115.97(m) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 61.06 | 5. 37710113. 70=61. 06045) 
管件 DN100 
ЖЕНЕН DN100 —-ЁЖ#%@: 3.6X4+3.4X5+3.2X2+15.0= 
(БОЕ) m | 56.80 |52.80(m) 
(操作 高 度 5m 以 上 ) wE: 9 一 5 一 4(m) 
9-1-7 EM. 
1. 镀 锌 钢管 DN100 m | 57.94 | 10.2/10X56.80 一 57.94(m) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 30.51 | 5.37/10X56.80=30.51( 个 ) 
管件 DN100 
ЖИЙЕН DN80 
(螺纹 连接 ) m | 22.40 | 地 下 一 层 水 平 管 : 2. 5X8 十 0.8X3 一 22. 40(m) 
(操作 高 度 5m 以 下 ) 
9-1-6 
H: 
1. HRE DN80 m | 23.52 | 10.2/1022.40=23. 520) 
2. ЖИЙЕН СЕБЕ НО 个 | 13.46 | 6.01/10X22.40 一 13.46( 个 ) 


管件 DN80 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN80 
(螺纹 连接 ) m | 6.60 | 一 层 水 平 管 ; 3. 4 十 3. 2 一 6. 6(m) 
(操作 高 度 5m 以 上 ) 
9-1-6 | и, 
1. ЖР DN80 m | 6.73 10. 2/10Х6. 60=6. 73(m) 


2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 3.97 6.01/10X6. 60=3.97( 个 ) 
管件 DN80 














水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN70 
也 下 一 上 Я 5 з= 
《螺纹 连接 ) | РЕА Ае TE 
(操作 高 度 5m 以 下 ) шш 
9-1-5) жн, <N 
1. 镀 锌 钢管 DN65 m | 29.27 | A0,2/10X28.70=29.27(m) 
2. 水 喷 淋 镜 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 19.77 公信 89710X28.70 一 19.77( 个 ) 
管件 DN65 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN65 
(螺纹 连接 ) т\| 6.30 一 层 水 平 管 : 3. 3 十 3.0 一 6. 30(m) 
(操作 高 度 5m 以 上 有 А ° 
9-1-5 | 主 材 ， 
1. 镀 锌 钢管 ,DN65 m | 6.43 10.2/10X6.30=6.43 






2. 水 哮 淋 镀 伴 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 131 |] 6.89/10X6.30 








管 体 DN65 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN50 
也 下 一 层 :2.5X(2 十 3X3) 十 1.8 十 2.5 十 2.5X 
(螺纹 连接 ) i |60080 S e нти ы нн: 
(操作 高 度 5m 以 下 ) ,5X2 十 2.7X3 十 0.7 一 50. 60(m) 
9-1-4 | жн, 


B 


1. 镀 锌 钢管 DN50 51.62 | 10.2/10X50.60=51.62(m) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 41.14 | 8.13/10X50.60=41.14( 个 ) 
管件 DN50 





水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN50 
(螺纹 连接 ) m | 6.30 | 一 层 水 平 管 : 3. 3 十 3. 0 一 6. 30(m) 
(操作 高 度 5m 以 上 ) 





914 | Ep: 
1. ННЯ Омо 10. 2/10Х6. 30=6. 43(m) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| + | 5.12 | 8.13/10X6.30=5.12( 个 ) 
管件 DN50 


B 
= 
© 



























































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN40 
(螺纹 连接 ) m | 10.50 | 地 下 一 层 : 3.0+2.0+5.5=10.50(m) 
(操作 高 度 5m 以 下 ) 
9-1-3 | ы, 
1. НЯ DN40 m | 10.71 | 10.2/10Х10.50=10,71(т) 
2. 水 喷 淋 煞 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 9.99 9. 51/10X 10. 50=9. 99( 个 ) 
管件 DN40 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN40 А 
(螺纹 连接 ) m | 102.00 | 一 层 ; 3.4X (16+14y=102.00(m) 
(操作 高 度 5m 以 上 ) „ш 
9-1-3 | н, 
1. 镀 锌 钢管 DN40 m | 104.04 | 10, 21002. 00=104. 04(т) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| + | 97.00 51/10Х 102. 00=97. 00( 个 ) 
管件 DN40 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN32 
x 也 下 一 РВ: 3X3 $5+2; 8 
Е еннан 
(操作 高 度 5m 以 下 》 * a СОА 
9-1-2 | Ehi š 
1. ОТШ DN32 m | 212.94] / 10/2/10Х202. 80=212. 94(m) 
2. ЖЖЖИНИ ОБСЕ | 个 | 183,13 `9. 03/10Х202. 80=183. 13( 个 ) 
管件 DN32 
ЖИЙЕН DN32 
(螺纹 连接 ) т | 224. 40 | ”一 层 水 平 管 : 3. 4X[2X(18 十 14) 十 2]=224. 40(m) 
(操作 高 度 5m 以 上 ) 
9-1-2 主 材 ， 
1. 镀 锌 钢管 DN32 т |235.62| 10. 2/10X224. 40=235. 62(m) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 202.63 | 9.03/10Х224. 40=202. 63( 个 ) 
管件 DN32 
tmp ovs ee 
s ai kaq Py 8+1 г а 15‹ нав 
5 Я Я . 8=471.15(m. Gi 
(操作 高 度 5m 以 下 ) 
кш 向 部 分 暂 未 考虑 ) 
9-1-1 
ia DN 494.71 | 10.2/10X471.15=494.71(m) 
2 жинин ннн | С | С ааа 
个 | 237.27| 5.80/10х471.15=287. 27( 个 ) 





管件 DN25 














Wiz 安装 工程 计量 与 计价 77 



























































( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
水 喷 淋 镀 锌 钢管 DN25 | 
《螺纹 连接 ) 520 ИИ 
. РО. 4х = 185. 2 
(操作 高 度 5m 以 上 ) Ee 
аа 7 
1. РНН DN25 m | 194.46 | 10. 2/10Х185. 20=194. 46(т) 
2. 水 喷 淋 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 107.42 | 5. 80/10 185. 20=107. 4204) 
管件 DN25 
消火栓 镀 锌 钢管 DN100 1.0 十 2.5 十 [一 1. 20 志 (一 1.35)] 十 6 十 10 十 5. 5 十 
m Я 
(螺纹 连接 ) 99 [28+7+13. 5+21 +5357. 65(m) 
9-1-27 ЕМ: У 
1. ННН DN100 т (147.95 | 10.02/10Х147. 47. 95(т) 
2. 消火栓 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| + | 65.56 | A 和 44NOX147. .56( 个 ) 
管件 DN100 _ 
消火栓 镀 匀 钢管 DN80 oo 
(螺纹 连接 ) m 2 .5X2=1.00(m 
9-1-26 | 主 材 : Ñ 
1. 消火栓 镀 锌 钢管 DN80 m | 1.02 | 10202/10%1.00=1. 020) 
2. 消火栓 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| 个 | 0.47 42697101. 00=0. 470) 
管件 DN80 
消火栓 镀 匀 钢管 DN70 es | Dhl—-(—1.2)]X640.75X6+9.25X3+[—1.20— 
(螺纹 连接 ) m |” | (4.60)]X7=56. 65(m) 
9-1-25 | H: 
1. HAERE DN65 m | 57.78 | 10.02/10X56 
2. 消火栓 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )| + | 36.65 | 6.47/10X56.65 一 36.65( 个 ) 
管件 DN65 
Ж»; DN25 
(无 吊顶 ) 4 218 地 下 一 层 ; 6X10+8+6+4X12+4X12+4X10+8 
ү"! =218(m) 
9-1-42 (操作 高 度 5m 以 下 ) 
ЕМ. 
220. .01X218=220. 
Ma DN 个 | 220.18| 1.01Х218=220.186) 
水 喷 淋 喷头 DN25 
(无 吊顶 ) 个 | 150 | 一 层 : 9X14+6X4=150(m) 
9-1-42 (操作 高 度 5m 以 上 ) 
£H: 
"NE нат S 
Жр 个 | 151.50| 1.01X150=151.50( 个 ) 




































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
湿式 报警 装置 DN100 组 1 
9-1-46 | Жи, 
湿式 报警 装置 DN100 套 | 1 | 10x1=1( 套 ) 
水 流 指示 器 DN100 
(马鞍 型 连接 ) 个 | 2 | 地 下 一 层 :2 个 
9-1-59 (操作 高 度 5m 以 下 ) 
ЕМ: 
+ е 
水 流 指示 器 DN100 ü 2 1.0X2=2 个 
水 流 指示 器 DN100 
(马鞍 型 连接 ) šli ai 
9-1-59 (操作 高 度 5m 以 上 ) 
ЕМ: А 
水 流 指示 器 DN100 PJA 1.0X1=1( 个 ) 
末端 试 水 装置 DN25 к , рар 
(操作 高 度 5m 以 下 ) 地 下 一 层 :-2; 组 
9-1-76 | 主 材 : 
1. ЕЛ Ж 0—2. 6MPag50 (4 
KY) z unas 套 2 120х2=2(%) 
2, RA DN25 1. 6МРа 个 во | 2.02X2 一 4.04( 个 ) 
АЛО А DN25 й , . 
(操作 高 度 5m 以 上 ) Б + 一 层 ; 1 组 
9-1-76 | М: 
1. 压力 表 0 一 2.5MPag50 C 
KY) SMPC ш], 1.0X1=1( 套 ) 
2. Ж DN25 1.6MPa 个 | 2.02 | 2.02X1=2.02(4-) 
室内 消火栓 DN65 2 
ОЖ) è: |: 38 
9-1-79 
ЕМ: š | 
室内 消火栓 单 栓 65 13 | 1.0X13=13( 套 ) 
消防 水 泵 结合 器 РА А 
(地 下 式 )DN100 Š = 入 口 处 
9-1-95 
ЕМ: В А 
消防 水 泵 结合 器 DN100 ч : 1.0X2=2( 套 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
9-5-12 | 消火栓 灭火 系统 调试 点 13 按 每 套 消火栓 启 泵 按钮 数量 计算 
9-5-13 自动 喷 水 灭火 系统 调试 点 3 按 水 流 指 示 器 数量 计算 

ЖАҢ DN100 + š 消火栓 系统 
10-5-70 | H. 
+ 3 1.0X3=3( 个 ) 
ik: (59-04 DN100 人 А 
2 HRY 一 层 : 2 
(操作 高 度 5m 以 下 ) i виз 2 
10-5-70 
EH: А š 
法 兰 信号 网 DN100 F || ое 
法 兰 信号 闪 DN100 ж А EA 
(操作 高 度 Sm 以 上 ) кү E | чаа 
10-5-70 А 
ЕИ. ` Б 
法 兰 信号 间 DN100 ку D aa 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN100 à И 消火栓 系统 中 副 ; 自 动 喷 淋 系统 地 下 一 层 信号 阀 处 2 
(操作 高 度 5m 以 下 ) 副 ; 湿式 报警 装置 处 1 副 
10-5-142 
EH: 
БИЗИН 100 片 12 2.0X6=12( 片 ) 
碳 钢 平 烛 法 兰 DN100 
动 晓 淋 系统 一 层 信号 
(操作 高 度 5m 以 下 ) 副 1 自动 喷 淋 系统 一 层 信号 竟 处 1 副 
10-5-142 
ЕМ. 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN100 片 2 2.0X1=2( 片 ) 
管道 支架 制作 
见 工 S 
(зке 以内) kg 76 ( 见 工程 基本 概况 ) 
10-11-1 
EH: А 57100767 
ТИРУ kg | 79.8 | 105/100х76=79. 8(kg) 
管道 支架 安装 
10-11-6 kg | 76 
(5kg 以 内 ) 
- 般 穿 墙 套 管 DN100 + 12 消火栓 系统 6 个 ;自动 喷 淋 系统 6 个 
10-11-30| 主 材 , 
аў à Р 
焊接 钢管 DN150 m | 3.82 | 0.318X12=3.82(m) 


























































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
一 般 穿 墙 套 管 DN65 * 11 消火栓 系统 7 个 ;自动 喷 淋 系统 4 个 
10-11-28) +H; А И 
焊接 钢管 DN100 m 3.50 0.318X11=3.50(m) 
一 般 穿 墙 套 管 DN50 + š 自动 喷 淋 系统 : DN50 14; DN40 1 个 
10-11-27| ЕМ, | шы ч 
焊接 钢管 DN80 m 0.64 0.318X2=0. 636(m) 
- 般 穿 墙 套 管 DN32 + 4 自动 喷 淋 系统 : DN32 2 个 ; DN25 2 个 
10-11-27| 主 材 ; А 
焊接 钢管 DN50 m 1.27 0.318X 4=1,.27(m) 
刚性 防水 套 管 DN100 + 2 消火栓 系统 1 个 ;自动 喷 淋 系统 1 个 
10-11-71| 主 材 , 
424X2= 
无 颖 钢管 D159X 4.5 m 0.848 0.424X 2=0). 848(т) 
(2) 任务 二 : 计算 某 建筑 消防 火灾 自动 报警 系统 工程 的 王 程 量 。 工 程 量 计算 书 见 表 5- 5。 
表 5-5 火灾 自动 报警 系统 工程 量 计算 书 
工程 名 称 : 某 建筑 消防 灭 灾 自 动 报警 系统 工程 第 页 共 页 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
二 层 进 户 至 电 井 接线 箱 : Hi KF: 8( 连 廊 ) 十 14. 2 十 13 十 2. 3 一 37. 5(m) 
金属 线 档 200X 100 aal ias щй: (13. 8+1. 4)— 1. 4=13. 8(m) 
51.3+0.5( 828 线 箱 长 估 0.5 = 
往生 丰硕 RE | а | sag | О Лан ванын оша 
53.3(m) 
Hii ZR-BV -4 m | 106.6 | (51.3+0.5X4)X2=106.6(m) 
广播 线 RVS-2X1.5 m | 53.3 51. 3+0. 5X4=53. 3(m) 
37.5X5 十 一 层 (4. 8 一 1. 4)X2 十 二 层 (0. 3 十 1.4) 十 
电话 线 RVVP-2X1.5 m | 215.1 | 三 层 (0.3 十 1.4 十 4 5) 十 四 层 (0.3 十 1.4 十 4 5 十 4.2) 十 
0.5X5=215.1(m) 
s=: =2X1.5: 64; S -2X :6 个 ; 
元 端子 外 部 接线 2 5mm2 以 下 | + | 17 ZR-RVS кын 6 个 ; RVS-2X1.5:6 个 ; 
RVVP-2X1.5: 5 个 
无 端子 外 部 接线 6mm? 以 下 + 6 ZR-BV-4: 6 个 




























































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
- 层 : 11JX -<(( 距 地 4. 2m) 
m mm | 66 | 14HIH42=6.6( 个 ) 
SC20 
ZR-RVS-2X1.5 m 6.6 6.6 
11JX -水 流 指示 器 SC20 m | 7.1 1.4+1+4.2+0.5=7.1(m) 
ZR-RVS-2X1.5 m | 7.1 7.1m 
11JX -消防 电话 分 机 SC20 m | 7.6 1. 4+4. 8+1. 4=7. 6(m) 
-H-RVVP-2X1.5 m | 7.6 7. 6m 
垂直 (5. 1 一 1.4) 十 水 平 (6. 6 十 5. 8 十 4.5 十 1. 3 十 3. 3 十 
11JX -探测 器 SC20 一 CC m | 126.4 |4.3+1.3+2.9+28#6,9+3.5Х3++5.1Х10+2.6+ 
2,3+3. 12106 8+1, 8+4, 1) =126. 40) 
ZR-RVS-2X1.5 m | 126.4 | .126. 位 
H l 4 十 水 平 (4. 18.64315.) T R 1.5X3= 
11JX -手动 报警 按钮 SC20 m | 33.8 š > 
33. 8(m) 
-H-RVVP-2X1.5 maah 33.8 
11JX -扬声器 SC20 m | 31 1. 44-4110. 6+8. 3+2. 2X3=31(m) 
-G-RVS-2X1.5 m | 31 
#B1.4+ K3F(2.3+7.4+6.6+13.9+1.8) +Æ 
11JX-11MK1 SC20(T В m | 34.8. K. 
直 工 4=34.8(m) 
11JX Ай KH SC20(4 М) m |` 9.3 垂直 1. 4 十 水 平 (1.8 十 5) 十 垂直 1.1 一 9.3(m) 
11MKI —iñ КЁ SC20(4 根 ) m | 5.8 1.4+3.3+1.1=5. 8(m) 
=F==K= ZR-BV-25 m | 99.8 | (34.8+9.3+5.8)X2=99.8(m) 
-Е-.-К- ZR-RVS-2XL5 m 19.9 34.8+9.3+5.8=49.9(m) 
ZR-RVS-2X1.5:7 个 ;RVS-2X1,5:1 个 ; 
无 端子 外 部 接线 2. 5mmz 以 下 | 个 | 18 
WPA sam RVVP-2X1.5:2 个 ;ZR-BV-2.5:8 个 
WE: 11JX -<( 标 高 17m) 
k m | 5.6 垂直 1. 4 十 水 平 1 s£ (17—13. 8) =5. 6(т) 
SC20 
ZR-RVS-2X1.5 m | 5.6 5. 6m 
41JX -水 流 指示 器 SC20 m | 6.1 1.4 十 1 十 3. 2+0. 5=6. 1(m) 
ZR-RVS-2X1.5 m | 6.1 6.1m 
垂直 (18 一 13.8 一 1.4) 十 水 平 (3.3 十 7.4 十 5.8 十 
5. 9 十 1. 98 十 5.8 十 4.5 十 2.3 十 3.96 十 3 十 2.8 十 3 十 
41JX -探测 器 SC20- CC ж [9.6 ° йе н 














6+9. 1+1. 2 十 5. 8+3. 6X2 十 1. 2X2) 十 3( 库 房 ) 十 
5 十 3. 3 一 94. 64(m) 


т: = 
















































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
ZR-RVS-2X1.5 m 94.64 94. 64m 
垂直 1.4 十 水 平 (4. 1 十 5.4 十 1.3 十 2 十 13. 5 十 6.6) 十 
41JX -手动 报 和 按钮 SC20 | m | 38.8 | 0100155 
垂直 1.5X3 一 38.8(m) 
-H-RVVP-2X1.5 m | 38.8 | 38.8m 
41JX -扬声器 SC20 т | 32.5 | 1.4 二 4.6 十 6.1 十 3.3 十 3.6 十 6.9 十 2.2X3 一 32.5(m) 
-G-RVS-2X1.5 m | 32.5 | 32.5m 
41JX-41MK1 SC20(4 Ж) m | 19.3 | #Й1.4+ЖЖ(41.1+12.4)+Ж1[ 1.4=19.3(т) 
41MK1-41MK2 SC20(4 根 ) | m | 14.3 | 1.4+9.1+0.8+1,631.4=14.3(m) 
41JX -消火栓 SC20(4 IR) m | 3.8 垂直 1.4 十 水 平 1.3 目 垂直 1.1=3. 8(m) 
41MK1 -消火栓 SC20(4 Ж) m Ll l.4—L.1+0.8=1.1(m) 
41MK2 -消火栓 SC20(4 根 ) m 7.9 1 4T16+3.8+1.1=7.9(m) 
41MK2 -五 层 消火栓 SOURD | m | 1938 AOD. 1+18+1. 1—13. 8=19. 86m) 
11MK2 - X - 2a (h = 1. 4m) 
m 0.9 
SC20(4 根 ) 
41MK2 -Bj K Ë] (h = 8.2m) 
4.7 1018—13. 8—1. HKF 0. 94E 1=4.7(m) 
SC20(2 Ж) = 7 | ÆR Ko. 9 垂直 
(9.3 二 14.3 十 3.8 十 1.1 十 7.9 十 19.8 十 0.9) X 2 一 
-F--K<AZR-BV-2.5 m | 134.2 
134.2(m) 
ZR<RVS-2X1.5 m 71.7 19. 3 十 14. 3+3. 8+1. 1+7. 94-19. 8 十 0. 9=71. 7(m) 
ZR-RVS-2X1.5; 13 个 ;RVS-2X1.5:1 个 ， 
无 线 2.5mm? 以 下 33 
Е иш АР RVVP-2X1. 5: 1 个 ;ZR-BV-2.5:18 个 
с. 三 层 管线 计算 同一 、 四 层 
(WE) 
汇总 
(1) 金 属 线 模 200X100 m | 51.3 
4-9-113 | Ept: 
52.84 | 10. 30/10X51. 3=52. 84(m) 
AMODAR зотат | T |” skoa 
(2) 焊 接 钢管 SC20 Mit. ite М 
m | 953.22 
混凝土 结构 瞳 配 
4-12-72 
28: 1000. 88] 105/100 953. 22= 1000. 88(т) 
m Я 5 53. 22= 1000. 88 (т 
焊接 钢管 SC20 

















安装 工程 计量 与 计价 





定额 编号 


项 目 名 称 


单位 


数量 


计算 过 程 





4-13-5 


(3)ZR-BV-2.5 
(管内 穿 铜 芯 线 ,照明 穿线 , 导 
线 截面 面积 2. 5mmz 以 内 ) 





417. 28 





ЕМ. 
铜 芯 肾 氧 乙烯 绝缘 导线 ZR 一 
BV-2.5 


484. 04 


116/100X 417. 28= 484. 04(m) 





4-13-128 


(WZR-BV-4 
(ОШ ЯНЕ. МИТЯ. 9 
线 截面 面积 6mm2 以内) 


106.6 





EH: 
АСЕ # FR ZR - 
BV-4 


117.26 


110/100 Ж106. 6= 117. 26(m) 





1-13-137 





( 线 模 配 线 
截面 面积 1. 5mm? 以 内 ) 


53.3 





ЕМ: 
铜 芯 多 股 绝缘 线 ZR= RVS 1.5 


55.97 


105/10» 





55. 97(m) 





4-13-40 


(6)ZR -RVS=-2X1.5 
(管内 降 线 三 芯 软 导线 ,导线 
截面 面积 十 5mm 以内) 


m 


663, 29 





ЕМ. 
铜 芯 多 股 绝缘 线 ZR- RVS- 1.5 


716. 35 


108/10X 663. 29=716. 35(т) 





4-13-137 


(DRVS-2X1.5 
( 线 槽 穿线 软 导线 ,导线 
截面 面积 1. 5mm2 以内) 





53.3 





ЕЙ: 
铜 芯 多 股 绝缘 线 RVS-1.5 


55. 97 


105/10X53. 3 一 55. 97(m) 





(8)RVS-2X1.5 
(管内 穿线 ,二 芯 软 导线 ,导线 
截面 面积 1. 5mm: 以 内 ) 


145. 03 








EH: 
铜 芯 多 股 绝缘 线 RVS-1.5 








156. 63 





108/10X 145. 03=214. 20(m) 







































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
(9)RVVP-2X1.5 
(管内 穿线 > 软 导线 ,导线 | m | 403.9 
1-13-40 | 截面 面积 1. 5mm ДИ) 
s ше m |436.22| 108/10X403.9=436.22(m) 
芯 多 股 绝缘 线 RVVP -1.5 
人 ai TAE 
EE 0D 5388438888 6mm? 个 Я 
以 下 
(12) 消 防 电话 
9-4-28 + 1 
“ (消防 报警 电话 分 机 安装 ) | 
(13) 短 路 保护 器 
4-15-5 | (空气 开关 塑料 外 壳 式 额定 电 | 个 1 
流 60A) 
(14) 扬 声 器 
9и ( 吸 顶 式 ,3~5W) ° ы 
КРЕТ е ариине |а" 
9-1-1 (16) 感 烟 探测 器 本 53 6+15+15+17=53(cm) 
9-4-2 | (M81048 + 29 23 十 3 十 3 一 29( 个 ) 
9-4-16 | (18) 消 火 栓 按钮 * 10 
9-4-3 | (19) 消 防 广播 切换 模块 + 10 
9-4-37 | (20) 输 入 输出 模块 + 13 
9-4-35 | (21) 单 输入 模块 + 11 
9-4-37 | (22) 动 作 切 换 模块 * 3 
(23)JX 接线 箱 
(接线 箱 安 装 , 暗 装 , 半 周 长 | 个 4 
а 19999 | 1500mm 以 内 ) 
а > 1 |10.0/10X4=4( 个 ) 
(21) MK 模块 箱 
9-4-41 (接线 箱 安装 , 瞳 装 , 半 周 长 Im| + 6 





以 内 ) 
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定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
(25) 接 线 盒 % Tis 消防 电话 1 十 扬声器 10 十 报警 按钮 8 十 探测 器 (53 十 
ERARE ` | ?9) 十 消火栓 按钮 10 十 二 层 分 线 4 一 115( 个 
1-12-232 
"А 个 | 117.30| 10.2/10х115=117. 3004) 
(26) 金 属 软 管 ( 估 0. 5m/ 个 ) ñ ч 
火 服 4 十 水 流 指示 器 4 十 信号 空调 机 3) 》 
свикна, айп е| m| zs | PARU ЖИЙЕН за 
1_12 -221| 20mm 以 内 ,每 根 长 800mm 以 内 ) ан 
=н т | 7.73 | 10.3/10X7.5=% 130w) 
金属 软 管 ( 蛇 皮 管 ) ү i О 
4-9-414 | 〈27) 金 属 线 模 外 剧 防 火 涂料 kg | 20.52 | (ii: lm2/1kg)0.4X51.3X1=20.52(kg) 
(28) 金 属 线 槽 固定 支架 或 吊 架 
制作 kg | 42.75 Dhd 个 /3m,2.5kg/ 个 )51.3 二 3X2.5=42.75(kg) 
(一 般 铁 构件 制作 ) 
| жи, 
(1) 角 钢 У 0.032 | 0,75/1000Х 42. 75=0. 032(4) 
(2) 扁 钢 ò | 0.009 | 0. 22/1000%%2. 75=0. 00900) 
(3) 圆 钢 t 0.003 | 0. 0871000242. 75=0. 00301) 
(29) АГЕ Ж R m E 
4-7-5 | 安装 kg | 42.75 
(一 般 铁 构件 安装 ) 
зон А 点 
jt COPAIR RAMRAO 点 | 系统 i 





以 下 ) 


5.3 建筑 消防 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 


编制 











分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 





(GB 50856—2013) 附录 J， 见 表 5 一 6。 


建筑 消防 给 水 项 目的 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 使 用 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 





项 目 5 建筑 消防 工程 计量 


表 5-6 消防 工程 工程 量 清单 项 目 设 置 内 容 
项 目 编 码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 
部 分 包括 水 喷 淋 钢管 、 消 火 栓 钢管 、 水 喷 淋 С) 喷头 、 报 
警 装置 、 温 感 式 水 幕 装置 、 水 流 指示 器 、 减 压 孔 板 、 末 端 试 水 装 
置 、 集 热 板 制作 安装 、 室 内 消火栓 、 室 外 消火栓 、 消 防水 泵 接合 
器 、 灭 火器 、 消 防水 炮 共 14 个 分 项 工程 项 目 











030901 水 灭火 系统 





本 部 分 包括 无 颖 钢管 、 不 锈 钢管 、 不 锈 钢管 管件 、 气 体 驱 动 装 
030902 气体 灭火 系统 BER, AAN, TEk, CFRE, KERRE, ZEN 
气体 灭火 装置 共 9 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 碳 钢管 、 不 锈 钢管 、 铜 管 、, 不 锈 钢管 管件 、 铜 管 管件 、 


ИТЕ РО 
и 泡沫 灭火 系统 акала. тална. WAME 8 个 分 项 工程 项 目 








本 部 分 包括 点 型 探测 器 、 线 型 探测 器 、 按 钮 、 消 防 警 铃 、 声 光 
报警 器 、 消 防 报警 电话 插 孔 (电话 )、 消 防 广播 〈 扬 声 器 ) 、 模 块 
(模块 箱 ) 、 区 域 报警 控制 箱 ， 联 动 控制 箱 、 远 程控 制 箱 〈 柜 )、 火 
灾 报 警 系统 控制 主机 、 联动 控制 主机 、 消 防 广播 及 对 讲 电话 主机 
( 柜 )、 火 灾 报 警 控制 微机 (CRT)、 备 用 电源 及 电池 主机 〈 柜 )、 
报警 联动 去 体 机 共 17 个 分 项 工程 项 目 


030904 火灾 自动 报警 系统 





本 部 分 包括 自动 报警 系统 装置 调试 、 水 灭火 系统 控制 装置 调试 、 
030905 消防 系统 调试 防火 控制 系统 装置 调试 、 气 体 天 火 系统 装置 调试 共 4 个 分 项 工程 
项 目 








ЕРШ 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 任务 实施 


(1) 任务 一 ; 根据 某 活动 中 心 建筑 消防 给 水 工程 的 工程 量 计算 书 ( 表 5-4) ЖШ ОШ 





























安装 工程 工程 其 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) ， 编 制 某 活动 中 心 建筑 消防 给 水 工程 分 部 分 
项 工程 量 清单 ， 见 表 5-7。 
表 5-7 分 部 分 项 工程 量 清单 表 
工程 名 称 : 某 活动 中 心 建筑 消防 给 水 工程 标 段 : 第 页 共 页 
计量 工程 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 数量 
1. 安装 部 位 : 室内 (5m 以 内 ) 
И е 2. 材质 、 规 格 : ННН, DN25 
1 030901001001 水 喷 淋 钢管 з 连接 方式 :螺纹 连接 m 471.15 
4. 水 压 试验 : 试验 压力 1. 40MPa 
1. 安装 部 位 : 室内 (5m 以 上 ) 
2. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN25 - 
2 030901001002 | 水 喷 淋 钢管 з 连接 方 式 ， 螺纹 连接 m 185. 20 
4. 水 压 试验 : 试验 压力 1. 40MPa 




















安装 工程 计量 与 计价 


( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特 征 


工程 
数量 





030901001003 


水 喷 淋 钢管 


. 安装 部 位 : 室内 (5m 以内) 

. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN32 
. 连接 方式 : 螺纹 连接 

. KERI: 试验 压力 1. 40MPa 


202. 80 





030901001004 


. 安装 部 位 : 室内 (Sm 以 上 ) 

. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN32 
. 连接 方式 ， 螺纹 连接 
KERR: 试验 压力 1. 40MPa 


224.40 





030901001005 


水 喷 淋 钢管 


ayyy 


. 安装 部 位 : 室内 Сота) 

. 材质 、 规 格 : 镀 匀 钢管、 DN40 
.连接 方式 ， 螺纹 连接 

. 水 压 试验 冻 试 验 压 力 1. 40MPa 


m 





030901001006 


水 喷 淋 钢管 


£ бао = 


. 安装 部 位 室内 (Sm 以 上 ) 

7 材质、 规格: 镀 锌 钢管 、DN40 
“连接 方式 ， 螺纹 连接 
AKER: 试验 压 广 1.40MPa 


102.00 





030901001007 


水 喷 淋 钢管 


Ф о о 


. 安装 部 位 : ЖЛ (5m 以 内 ) 

. 材质 、 规 格 镀 锌 钢管 、DN50 
. 连接 方式 : 螺纹 连接 
KERI: 试验 压力 1. 40MPa 


50.60 





030901001008 


水 喷 淋 钢管 


. 安装 部 位 : 室内 (Sm 以 上 ) 

. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN50 
. 连接 方式 ， 螺纹 连接 

. 水 压 试验 : 试验 压力 1. 40MPa 





030901001009 


水 喷 淋 钢管 


. 安装 部 位 : 室内 (5m 以 内 ) 
. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN70 
. 水 压 试 验 : 试验 压力 1. 40MPa 


m 


28.70 





030901001010 


с 安装 部 位 : 室内 (Sm 以 上 ) 

. 材质 、 规 格 : 镀 匀 钢管 、DN70 
. 连接 方式 : 螺纹 连接 
. 水 压 试验 : 试验 压力 1. 40MPa 








030901001011 





水 喷 淋 钢管 





. 安装 部 位 : 室内 (Sm 以 内 ) 

. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN80 
. 连接 方式 : 螺纹 连接 
. 水 压 试验 : 试验 压力 1. 40MPa 











22.40 














项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 





12 


030901001012 


水 喷 淋 钢管 


Ф ы м н 


. 安装 部 位 : 室内 (Sm 以 上 ) 

. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN80 
. 连接 方式 : 螺纹 连接 

. KERE: 试验 压力 1. 40MPa 


6. 60 





18 


030901001013 


水 喷 淋 钢管 


Ф ы о н 


. 安装 部 位 : 室内 (Sm 以 内 ) 

. 材质 、 规 格 : 镀 锌 钢管 、DN100 
.连接 方式 ， 螺纹 连接 

. 水 压 试验 : 试验 压力 1. 40MPa 


113.70 





030901001014 


水 喷 淋 钢管 


Фо мю н 


.安装 部 位 :室内 (Sm КУ 

. 材质 、 规 格 : 镀 锐 钢管 、DN100 
,连接 方式 < 螺纹 连接 

. 水 压 试 验 :* 试 验 压力 1. 40MPa 


56. 80 





030901002001 


消火栓 钢管 


m > é Ç 


“安装 部 位 :室内 

ЭМИ. 镀 锌 钢管 

. 规格 DN70 

. 连接 方式 ， 螺 纹 连接 

. 水 压 试验 : 试验 压 0. 675MPa 


m 





030901002002 


消火栓 钢管 


mm > @ мю = 


-安装 部 位 2 室内 
. 材质 六 镇 锌 钢管 
. 规格 : DN80 


连接 方式 ， 螺纹 连接 


. 水 压 试验 : 试验 压 0. 675MPa 


1.00 





030901002003 


消火栓 钢管 


ою мә = 


a 


. 安装 部 位 : 室内 


Ий: ВН 
规格 : DN100 


. 连接 方式 : 螺纹 连接 
. 水 压 试验 : 试验 压 0. 675MPa 


147. 65 





18 


030901003001 


水 喷 淋 喷头 


ә м з 


. 安装 部 位 : 地 下 室 安装 


型 号 、 规 格 : ZSTZ15/68 


. 安装 形式 : 无 吊顶 


218 





19 





030901003002 








. 安装 部 位 : 地 上 一 层 5m 以 上 安装 
. 型 号 、 规 格 : ZSTZ15/68 











I resi ШЛУ 









































( 续 ) 
= 计量 工程 
序号 项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 数量 
1. 名 称 : 湿式 报警 装置 
20 | 030901004001 报警 装置 2. 型 号 、 规 格 : ZSF100、DN100 组 1 
(地 下 室 安装 ) 
_ 1. 型 号 、 规 格 : ZSJZ100、DN100 
21 30901006001 Нл 2 
030901006001 | 水 流 指示 器 | 。 2. 连接 形式 ,螺纹 连接 (地下室 安装 ) Т 
1. 型 号 、 规 格 : ZSJZ100、DN100 
22 030901006002 水 流 指 示 器 2. 连接 形式 : 螺纹 连接 人 地 正 一 层 4 1 
5m 以 上 安装 ) 
23 030901008001 | 未 端 试 水 装置 规格 : DN25 人 地 下 宝安 装 ) 组 Š 
24 | 030901008002 | 末端 试 水 装置 | 《规格 : DN25 《地 十 一 层 5m 以 上 安装 ) 组 1 
1 安装 部 位 ， 室内 
25 | 030901010001 | 消火栓 安装 2. 型号、 规格 : SN65 型 、DN65 fs 13 
3) 单 栓 
| йй Кж 1. 安装 部 位 : 地 下 š 
28 080901012001 接合 器 2. 型 号 、 规格 :/SQX100、DN100 £ š 
水 灭火 控制 
27 30905002001 K OE V. iB ki K k ЖВ 点 13 
03090500200 装置 调试 系统 形式 : 消火栓 灭火 系统 3 
水 灭火 控制 е9 
28 30905002002 统 形式 : K k £ 5 点 3 
03090500200 装置 调试 系统 形式 : 水 喷 淋 灭火 系统 3 
1. 材质 : 角钢 
2 1002001001 ОН Ж k 76 
9 03100200100 管道 支架 2 RER, руш g 
1. 名 称 、 类 型 : 刚性 防水 套 管 
2. 材质 : 碳 钢 
р f 
30 | 031002003001 # 3, 规格 ; DN100 以 内 s 2 
4. 填料 材质 : 黏土 填塞 、 水 泥 封口 
1. 名 称 、 类 型 : 一 般 穿 墙 套 管 
| | 2. МЖ. 碳 钢 ж 
31 031002003002 套 管 з. 规格 ;DNI100 DLIN f 12 
4. 填料 材质 : 油 麻 




















© 


项 目 5 建筑 消防 工程 计量 

















( 续 ) 
= 计量 工程 
序号 项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 数量 
1. 名 称 、 类 型 : 一 般 穿 墙 套 管 
2. 材质 : 碳 钢 
j 在 管 
32 | 031002003003 EE аз DNE DA Ын п 
4. 填料 材质 : 油 麻 
1. 名 称 、 类 型 : 一 般 穿 墙 套 管 
М | . | 2. 材质 : 碳 钢 
33 031002003004 套 管 3. 规格 : DN50 以 内 个 ё 
4. 填料 材质 : 油 麻 
. 名 称 、 类 型 : 一 般 穿 墙 套 管 
34 031002003005 套 管 个 4 


.规格 ， DN32 以 内 


1 

2. М. 碳 钢 

3 

1. ЖМИ: 油 麻 





1 类 型 ，ZSDF 型 消防 信号 蝶阀 
35 | 031003003001 | 焊接 法 兰 阀门 来 2. 材质 碳 钢 > 5 
3. 规格 、 上 压力 : ,DN10G 





1. 类 型 : ,ZSDE 型 消防 信号 蝶阀 
2., 材 质 , 碳 钢 





36 31003003002, |. WE = q [ + 1 
a 93100390709 me Si) 3. 规格 、 压 力 : DN100 (安装 高 度 j 
5m 以 上 ) 
1. 材质 : 碳 钢 
37 031003011001 法 兰 2. 规格 : DN100 副 6 


з. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 








1. МЖ. в 
38 | 031003011002 法 兰 =н иш 副 1 
` ` = з. 连接 形式 ， 平 焊 法 兰 〈 安 装 高 度 
5m 以 上 ) 
分 部 小 计 




















(2) 任务 二 : 根据 某 建筑 消防 火灾 自动 报警 系统 工程 的 工程 量 计算 书 ( 表 5 -5) 和 
《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 ССВ 50856—2013). ， 编 制 某 活动 中 心 建 筑 消 防 给 水 工程 
分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 5 - 8。 
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表 5-8 分 部 分 项 工程 量 清单 表 


工程 名 称 : 某 建筑 消防 火灾 自动 报警 系统 工程 


标 段 : 





序号 


项 目 编 码 


项 目 名 称 


项 目 特 征 描述 





030411001001 


> @ юс 


名 称 : 钢管 

材质 : 焊接 钢管 

规格 : SC20 

配置 形式 : 沿 混凝土 结构 暗 配 


m 





030411001002 


配 管 


Бомы 


. 名 称 : 软 管 〈 蛇 皮 管 ) 

. 材质 : 金属 软 管 

. 规格 : 20# 

. 配置 形式 : 沿 混凝土 结构 暗 配 


m 





030411002001 


юг 


# 
材质 : 
规格 : 


ан 
ежа 
200х100 





030411004001 


. 名 称 : 


线 槽 配 线 
型 号 ZR-RVS 
规格 : 15 
Ый. {045% 


m 





“ 


030411004002 


配 线 


名 称 : 线 槽 配 线 
型 号 ，ZR - BV 
规格 : 4 
材质 : 铜 芯 线 


m 


106.6 





030411004003 


配 线 


>= @ м 


名 称 : ЕН 
19: RVS 
ЖМ. 1.5 
材质 : 铜 芯 线 





030411004004 


配 线 


= @ мн 


名 称 : 钢管 配 线 
型 号 ; ZR-RVS 
规格 : 1.5 
мж. 铜 芯 线 


663. 29 





030411004005 


配 线 


> ш мә = 


名 称 : 钢管 配 线 
型 号 : 
规格 : 2.5 

材质 : #52 


m 


417.28 





030411004006 


配 线 


ою S = 


名 称 : 钢管 配 线 
型 号 : 
规格 : 1.5 
材质 : 


m 


145.03 





10 





030411004007 





配 线 





P o° m = 


名 称 : 钢管 配 线 
型 号 : 
规格 : 1.5 


. 材质 ， а 





m 





403.9 







































































序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 w | TER 
) Е 1. 名 称 ， 自动 空气 开关 ж 
11 | 030404019001 控制 开关 2, 型 号 ,DZ20 Í 4 
1. 名 称 : 端子 板 外 部 接线 
12 030404032001 端子 箱 2. 型 号 : 无 端子 外 部 接线 4 116 
3. 规格 : 2.5mm? 
1. 名 称 : 端子 板 外 部 接线 
13 | 030404032002 端子 箱 2. 型 号 : 无 端子 外 部 接线 Р 6 
3. 规格 :6mm? 
1. 名 称 ， 接线 盒 
14 030411006001 接线 盒 2. 材质 ， 钢 制 接线 盒 4° 115 
з. 安装 形式 : 安装 
15 | 030408010001 防火 涂料 i рех os kg 20.52 
记名 称 ; JX 接线 箱 
16 030411005001 接线 箱 2. 规格 半 周 长 1500mm 以 内 + 1 
з. 安装 形式 ， 暗 装 
ом КФ, 1. 名 称 : MRE x R R E А 
17 | 030413001001 铁 构 件 2. 材质 MAORA. HLH kg 42.75 
1. 名 称 : 感 温 探测 器 
18 030904001001 点 型 探测 器 2. 线 制 二 总 线 制 + 29 
з. 类 型 : 点 型 感 温 探测 器 
1. 名 称 : 感 烟 探测 器 
19 030904001002 点 型 探测 器 2. 线 制 : 总 线 制 站 53 
3. 类 型 : 点 型 感 烟 探 测 器 
20 030904003001 按钮 名 称 : 手动 报警 按钮 〈 带 电话 插 孔 ) > 8 
21 | 030904003002 按钮 名 称 : 消火栓 启 泵 按钮 F 10 
т 1. 名 称 : 消防 扬声器 
22 030904007001 кын 2. 功率 : 5W T 10 
gi з. 安装 方式 ， 吸 顶 式 
消防 报警 电话 1. 名 称 : 消防 电话 
23 | 030904006001 | й ca 2 安装 方式 ， 明 装 
模块 1. 名 称 : 模块 
P4 j 030904008001 | (кмш, | 2 类 型 消防 广播 切换 模块 
模块 1. 名 称 : 模块 РА 
Z3 | 030904008002 | (模块 箱 ) | 5 类 型 输入 输出 模块 I А 
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( 续 ) 
计量 
序号 项 目 编码 m B # # 项 目 特征 描述 单位 工程 量 
模块 1. 名 称 : 模块 
26 | 030904008003 ЕУ) ЕРЕ + 11 
Р 模块 1. 名 称 : 模块 
27 | 03090000800! | (模块 征 ) | 2 类 型 动作 切换 模块 f i 
1. 名 称 : 模块 箱 
| | А 模块 2. 类 型 ，MK 模块 箱 
28 | 030904008005 нне) Е ЕЕ тоа + 6 
а. 安装 方式 : Е 
自动 报警 1. 点 数 : 128 点 以 下 
29 | 030905001001 系统 调试 > 线 制 ,总 线 抽 系统 1 
分 部 小 计 
AO À 
Ch а 0 





本 部 分 内 容 以 编制 两 个 建筑 消防 工程 项 目 〈 某 活动 中 心 消防 给 水 工程 、 某 建筑 消 
防火 灾 自 动 报警 系统 工程 ) 分 部 分 项 工程 量 清单 为 线索 ， 从 识 读 工 程 图 纸 入 手 ， 详 细 
介绍 了 建筑 消防 工程 的 工程 量 计 算 规 则 、; 相 应 的 消耗 量 定额 使 用 注意 事项 ， 以 及 《 通 
用 安装 工程 工程 量 计 游 规范》 中 对 应 的 内 容 = 通过 学 习 本 项 目 内 容 ， 培 养 学 生 独 立 纺 
制 建筑 消防 工程 计量 文件 的 能 力 。 











@ 自 测 练习 Ù 





一 、 单 项 选择 题 

1. 室内 消火栓 安装 定额 不 包括 Js 

A. 消火栓 箱 B. 水 枪 C. 水 龙 带 D. 阀门 

2. 末端 试 水 装置 按 设 计 图 示 数 量 计 算 ， 分 规格 以 〈 ) 为 计量 单位 。 

А. 组 B. 套 C. 件 D. 个 

3. 消火栓 系统 中 的 管道 闪 门 ， 应 执行 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定 额 》 (SD 02 一 31 一 2016) 
第 ( уж. 

A. 七 BA C. A D. + 

4. 消火栓 灭火 系统 按 ( ) 以 “点 ”计量 单位 。 

A. 消火栓 启 系 按 钮 数量 B. 消火栓 套数 

C. 水 枪 规格 D. 水 龙 带 长 度 


项 目 5 ШИШ 4 


淋 系 统 中 ，DN100 镀 锌 钢管 在 清单 计价 时 ， 需 要 描述 的 工作 内 容 有 ( js 
道 安装 、 支 吊 架 安装 、 管 件 安装 、 阀 门 安装 、 刷 油 、 冲 洗 

道 安装 、 管 件 安 装 、 套 管 安装 、 刷 油 、 冲 洗 

.管道 安装 、 支 吊 架 安装 、 阀 门 安装 、 刷 油 、 冲 洗 

.安装 部 位 、 材 质 规格 、 连 接 形 式 、 镀 锌 钢管 设计 要 求 、 压 力 实验 及 冲洗 等 
二 、 判 断 题 

1. 湿式 喷 水 系统 平时 管 网 中 充满 有 压气 体 ， 只 在 报警 冶 前 的 管道 中 充满 有 压 水 。 ( ) 
2. 喷头 、 水 流 指示 器 按 设计 图 示 数 量 计算 。 按 安装 部 位 、 方 式 、 规 格 以 “个 ”为 计 





єў 


P зй уд 


量 单位 。 ( ) 
3. 消火栓 管道 ( 沟 档 连接 ) 大 于 公称 直径 DN200 时 ， 执 行 水 喷 淋 钢管 〈 沟 楼 连接 ) 
相关 项 目 。 ( ) 
4. 报警 装置 安装 项 目 ， 定额 中 不 包括 装配 管 、 泄 放 试 验 管 及 水 力 警 铃 出 水 管 安装 
水 力 警 铃 进 水 管 按 图 示 尺 寸 执 行 管道 安装 相应 项 目 。 ( ) 
5. 点 型 探测 器 按 设计 图 示 数量 计算 ， 不 分 规格 < 型 号 、 安 装 方式 与 位 置 ， 以 “个 ” 
为 计量 单位 。 е 5 
6. 自动 喷 水 灭火 系统 调试 按 喷头 数量 以 “点 ”为 计量 单位 。 ( ) 
7. 消防 管道 安装 定额 中 管道 支架 及 除 锈 刷 浴 没 有 包括 在 内 ， 需 要 另 计 。 ‹ y 
8. 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定 额 作 CSD 02 一 31 一 2016) 第 九 册 中 的 脚手架 搭 拆 费 ， 按 
定额 人 工 费 的 5% 计算 ， ARAPATA Б 35%。 ( › 
9. 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 操作 物 高 度 是 按 距 楼 面 或 地 面 
3.5m 考虑 的 。 ( ) 
10. SA MBRR H (ШЖ T AZN ACE SR) (SD 02—31—2016) 第 一 
册 《 机 械 设备 安装 工程 》 相 应 项 目 。 ( i 
三 、 计 算 题 


图 5-29 一 图 5-32 为 某 宾 馆 消火栓 和 自动 喷 淋 系 统 的 一 部 分 。 请 在 认真 识 读 该 工程 
项 目 图 纸 的 前 提 下 ,计算 该 项 目的 工程 量 ， 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 
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85-29 自动 喷 淋 消防 系统 图 
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图 5-30 一 层 消防 平面 图 
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图 5-31 二 层 消防 平面 图 
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工程 基本 情况 如 下 。 

(1) 图 中 标高 均 以 “m” 计 ， 其 他 尺寸 标注 均 以 毫米 计 。 外 墙 厚 为 370mm， 内 墙 厚 
为 240mm 。 

(2) 消火栓 和 喷 淋 系统 均 采用 热 镀 匀 钢管， 螺纹 连接 。 

(3) 消火栓 系统 采用 SN65 普通 型 消火栓 ，19mm 水 枪 一 支 ，25m 长 衬里 麻 织 水 龙 带 
一 条 。 

(4) 消防 水 管 穿 基础 侧 墙 设 柔 性 防水 套 管 ， 穿 楼 板 时 设 一 般 钢 套 管 ; 水 平 干 管 在 吊顶 
内 敷设 。 

(5) 施工 完毕 ， 整 个 系统 应 进行 静水 压力 试验 。 系 统 工作 压力 : 消火栓 系统 为 
0. 40MPa; 喷 淋 系 统 为 0.55MPa; 试验 压力 : 消火栓 系统 为 0.675MPa, 喷 淋 系统 
为 1. 40MPa。 

(6) 本 项 目 暂 不 计 管 道 支架 、 刷 油 、 保 温 等 工作 内 容 ， 阀 门 井 内 阀 件 暂 不 计 。 

(7) 未 尽 事宜 执行 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关 规 定 。 
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自动 喷 淋 消防 系统 图 


【项 目 5 自 测 
练习 答案 】 





езун ж, 5 “Q 
l. 了 解 通风 空调 工程 的 基本 概念 、 тилке. 能 够 熟练 识 读 通 风 室 调 
工程 施工 图 ， 为 工程 计量 英 定好 基础 。 
2. 熟悉 通风 空调 工程 消耗 量 定 ny 


3. 掌握 通风 空调 工程 量 计算 规则 熟练 计算 通风 空调 工程 的 工程 量 。 
4. кайдал NEMAS, Wn 空调 分 部 分 项 工程 量 清单 。 


а 
sassa 一 к, 

1. 采用 Жн закак н DALIT 讲解 通风 空调 工程 消耗 
量 定额 的 内 容 六 使 用 定额 的 注意 事项 。 

2. 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 通风 空调 工程 量 计算 规则 、 工 程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 
及 工程 量 清单 的 编制 方法 。 


Ls 


依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 ) (GB 50856 一 2013) 等 资料 ,计算 下 面 菜 大 厦 多 功能 厅 全 空气 空调 工程 的 工程 量 ， 
并 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 情况 如 下 。 

图 6-1~ 图 6-3 为 某 大 厦 多 功能 厅 全 空气 空调 工程 施工 图 ， 图 中 标高 以 “m” 计 ， 
其 余 以 “mm” 计 。 
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项 目 6 381258 Е 


(1) 空气 处 理由 位 于 图 中 四 和 回 轴线 的 空气 处 理 室内 的 变 风量 整体 空调 箱 (机 组 ) Ж 
成 ， 其 规格 为 8000(m3/h)/0.6(t)。 在 空气 处 理 室 国 轴线 外 墙 上 ， 安 装 了 一 个 630mm X 
1000mm 的 铝 合金 防 雨 单 层 百叶 新 风口 ( 带 过 滤 网 )， 其 底部 距 地 面 2. 8m; 在 空气 处 理 室 
回 轴 线 内 墙 上 距 地 面 1. 0m 处 ， 装 有 一 个 1600mmX 800mm 的 铝 合金 百叶 回 风 口 ， — 
接 有 一 个 阻抗 复合 消声器 ， 型 号 为 T701 -6 型 5#， 二 者 组 成 回 风 管 。 室 内 大 部 分 空 
оолу ed eh tt фана 
厅 内 。 

(2) 本 工程 风 管 采用 镀 锌 薄 钢 板 ， 咬 口 连接 。 其 中 矩形 风 管 240mm X 240mm, 
250mmX250mm， 铁 皮 厚 度 ó=0.75mm; 矩形 风 管 800mmX250mm、800mm X 500mm, 
630mmX250mm、500mmX250mm， 铁 皮 厚 度 ð=1. 0mm; ## Ж 1250mm X 500mm, 
铁皮 厚度 6 一 1.2mm。 N 

O 回 风 管 上 的 阳 搞 复合 消声器 、 送 风 管 上 的 管 式 消声器 均 为 成 品 安装 。 

W 图 中 风 管 防火 闻 、 对 开 多 叶 风 量 调节 间 、 铝 合 全 新 闻 喇 、 铝 合 全 回 风 口 、 铝 合 人 

形 散 流 器 均 为 成 品 安装 。 7 N 

(5) 主 风 管 (1250mmX500mm) 上 ， 设置 这 居 出 定 孔 和 风量 测定 孔 各 一 个 。 

(6) 风 管 保温 采用 岩 棉 板 ，0 一 25mm， PARIHA #, 玻璃 丝 布 不 刷 油漆 。 保 温 
时 使 用 黏 结 剂 、 保 温 钉 。 XN 

未 尽 事宜 ， makrkakaqdakknqiu. s 
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вав о нез а) (SD 02 31 2010. (йл яг Ж 
规范 》 (GB 50856 一 2013) 等 资料 ， ЖИЕ Ж ЖА (一 层 部 分 房间 ) Дт 
工程 量 ， 并 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 

工程 基本 情况 如 下 。 

8 6-1-8 6-7 ЖААЖ (一 层 部 分 房间 ) 风机 盘 管 工程 施工 图 。 图 中 标高 以 
“m” +, ЖАУ “mm” Ф. 

(1) 风机 盘 管 采用 卧 式 上 暗 装 (吊顶 式 )， 风 机 盘 管 连接 管 采用 镀 锌 薄 钢板 ， 铁皮 厚度 
一 1.0mm， 截 面 尺寸 为 1000mmX200mm。 

(2) 风机 盘 管 送 风 口 为 铝 合金 双 层 百叶 风口 ， 回 风口 为 铝 合金 单 层 百叶 风口 ， 均 采用 
成 品 安装 。 

(3) 空调 供水 、 回 水 及 凝结 水 管 均 采 用 镀 锌 钢管 。 螺纹 连接 。 进 出 风机 盘 管 供 、 回 水 
支管 均 装 金属 软 管 (HR) 各 一 个 ， 连 接 凝 结 水 管 与 风机 盘 管 需 装 橡 胺 软 管 ( 丝 接 ) 
=: 

(4) 图 中 间 门 均 采 用 铜 球 间 ， 规 格 同 管 径 。 管 道 穿 墙 均 设 一 般 钢 套 管 

(5) 管道 安装 完毕 后 要 求 试 压 ， 空 调 系统 试验 压力 为 1.3MPa， 凝结 水 管 做 灌水 试验 。 

(6) 本 案例 暂 不 考虑 管道 支架 及 管道 保温 等 项 目 。 

(7) 未 尽 事宜 均 参 照 有 关 标 准 或 规范 执行 。 
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图 6-4 风机 盘 管 布置 平面 图 
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(с) 风机 盘 管 连接 管 详 图 
图 6-7 风机 盘 管 安装 详 图 及 节点 图 
1 一 风机 盘 管 ，2 一 金属 软 管 ， 3 一 橡胶 软 管 ，4 一 过 滤器 : 5 一 丝 扣 铜 球阀 
6 一 铝 合金 双 层 百叶 送 风口 (1000mmX 200mm); 7 一 帆布 软 管 接口 ， 长 200mm; 
8 一 帆布 软 管 接口 ， 长 300mm; 9 一 铝 合 金 回 风口 (400mm X250mm) 


61 通风 空调 工程 识 图 基本 知识 


BE 台风 工程 的 概念 与 分 类 


室内 通风 是 利用 自然 或 机 械 换 气 的 方式 .把 室内 被 污染 的 空气 直接 或 经 过 净化 后 排 至 
室外 ， 同 时 向 室内 送 入 清洁 的 室 气 ， 使 室内 空气 质量 达到 人 们 生活 生产 的 标准 ， 送 入 的 空 
气 可 以 是 经 过 处 理 的 ， 也 可 以 是 未 经 过 处 理 的 。 为 了 达到 换 气 的 目的 ， 需 要 室内 通风 系 
统 。 按 通风 系统 的 工作 动力 不 同 ,通风 可 分 为 自然 通风 和 机 械 通 风 。 

© 
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1. 自然 通风 
自然 通风 是 借助 于 风 压 作 用 和 热 压 作用 来 使 室内 外 的 空气 进行 交换 ， 从 而 实现 空气 环 
境 的 改变 ， 如 图 6-8 所 示 。 








(а) 风 压 作用 (b) 热 压 作用 
图 6-8 风 压 作用 和 热 压 作 用 的 自然 通风 


2. 机 械 通风 
机 械 通 风 就 是 利用 依靠 机 械 的 动力 (风机 的 压力 )， 并 借助 于 通风 管 网 进行 室内 外 空气 


交换 的 通风 方式 。 按 机 械 通 风 系统 的 作用 范围 ， 可 分 为 局 部 通风 (又 分 为 局 部 送 风 、 局 部 排 
风 、 局 部 送 排 风 ) 和 全 面 通风 (又 分 为 全 面 送 风 必 全面 排 风 、 全 面 送 排 风 )， 如 图 6 -9 所 示 。 





局 部 机 械 通风 全 面 机 械 通 风 





送 
风 
系 
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67 
1 一 百叶 窗 ; 2— ОКНА: 3—0 н, 4—1: 
5—00; 6—15: 7—4: 8 一 风 管 ; 
% 一 送 风口 ，10 一 调节 阅 














加 热 器 ;3 一 风机 ; 
6 一 送 风口 ;7 一 轴 流 风机 

















图 6-9 机 械 通风 系统 分 类 
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通风 系统 常用 设备 、 附 件 


1. 通风 管道 mig Is] 
风 管 是 通风 系统 中 的 主要 部 件 之 一 ， 其 作用 是 输送 空气 。 常 用 风 管 材 过 ОРЕ 
料 有 镀 锌 薄 钢 板 风 管 、 塑 料 风 管 、 玻 璃 钢 风 管 、 铝 制 风 管 、 复 合 风 管 等 。 рау 
风 管 截面 形状 有 圆 形 和 矩形 两 种 ， 其 中 圆 形 风 管 规格 用 “直径 D” 表 示 ганы 
(如 D300)， 和 矩形 风 管 规格 用 截面 “ 宽 x 高 ”表示 (如 800mmX250mm)。 MEAE] 
风 管 如 图 6 - 10 所 示 。 











NA 





(а) 镀 锌 薄 钢 板 圆 形 风 管 N (b) ӨЙ ШИКЛЕ At 
图 6- 10， 镀 锌 薄 钢 板 风 管 
2. 风口 š 
室内 风口 分 送 风口 和 排 风 匡 。 送 风口 的 任务 是 将 各 送 风 风 管 中 的 风量 按 一 定 方向 和 流 
速 均匀 地 送 入 室内 ; 排 风口 的 任务 是 将 被 污染 的 空气 收集 并 送 入 排 风 管 道 。 常 用 风口 有 活 
动 百叶 风口 、 散 流 器 、 球 形 风 口 等 ， 如 图 6 - ] 二 所 示 


| j kt 








| 











(а) 双 层 百叶 风口 (b) 单 层 百叶 风口 (с) 单 层 防 南 百 叶 风 口 
Cy Z< (&> 
— 
(4) 球形 风口 (e) 方形 散 流 器 (f) 圆 形 散 流 器 


图 6-11 常见 各 种 风口 


з. АЮ 

通风 系统 中 的 风 管 阀门 (简称 风 阀 ) 主 要 用 于 启动 风机 ,关闭 风 道 、 风 口 ， 调 节 管 
道内 空气 量 ,平衡 阻力 等 。 风 阀 安 装 在 风机 出 口 的 风 道上 、 主 干 风 道上 、 分 支 风 道上 或 
空气 分 布 器 之 前 等 位 置 。 常 用 的 风 阀 有 持 板 阀 、 蝶 阀 、 止 回 阔 、 防 火 阀 等 ， 如 图 6 -12 


所 示 。 





(a) file N (6) KN (с) Ө (а) WN (е) ЖЯ (f) 止 回 阀 
86-12 Яд 
4. 风机 
通风 机 是 用 于 为 空气 气流 提供 必需 的 动力 以 克服 输送 过 程 中 的 压力 损失 的 主要 设备 。 
根据 作用 原理 的 不 同 ， 通 风机 可 分 为 离心 式 风机 和 轴 流 式 风 机 两 类 ， 如 图 6 -13 所 示 。 


4 
(a) 离心 式 风机 (b) 轴 流 式 风机 
图 6-13 风机 





5. 排 风 除尘 设备 

在 一 些 机 械 排 风 系统 中 ， 排 出 的 空气 中 往往 含有 大 量 的 粉尘 ， 如 果 直 接 排 人 大 气 ， 就 会 
使 周围 的 空气 受到 污染 ,影响 环境 卫生 并 危害 居民 健康 ， 因 此 必须 对 排出 的 空气 进行 适当 净 
化 ， 净 化 时 还 能 够 收回 有 用 的 物料 。 除 掉 粉 全 所 用 的 设备 称 为 除尘 器 。 常 用 的 除尘 器 有 重力 

i、 旋 风 除 全 器 、 袋 式 除尘 器 、 水 膜 除 侍 嚣 、 静 电 除 尘 器 等 ， 如 图 6-14 所 示 。 














(a) 旋风 除尘 器 (b) 袋 式 除尘 器 
图 6-14 除尘 设备 


ЖЕШ 空气 油 节 的 概念 与 分 类 


1. 空气 调节 的 概念 
空气 调节 (简称 为 空调 )， 是 指 对 某 一 房间 和 空间 内 的 温度 、 湿 度 、 空 气流 动 速度 和 


e 
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洁净 度 〈 简 称 为 “四 度 ”) 等 进行 调节 与 控制 ， 并 提供 足够 量 的 新 鲜 空气 ， 为 人 们 的 生活 
提供 一 个 舒适 的 室内 环境 或 者 为 生产 提供 所 要 求 的 空间 环境 。 

2. 空调 系统 的 分 类 

空调 系统 分 类 方法 为 以 下 几 种 方式 。 

1) 按 空调 设备 的 设置 情况 分 类 

(1) 集中 式 空调 系统 : 集中 式 空调 系统 是 将 各 种 空气 处 理 设 备 和 风机 都 集中 设置 在 一 
个 专用 的 机 房 里 ， 对 空气 进行 集中 处 理 ， 然 后 由 送 风 系 统 将 处 理 好 的 空气 送 至 各 个 空调 房 
间 中 去 。 

D 半 集 中 式 空调 系统 ， 除 有 集中 的 空气 处 理 室外 ,在 各 空调 房间 内 还 设 有 二 次 处 理 
设备 ， 对 来 自 集中 处 理 室 的 空气 进一步 补充 处 理 。 

O 全 分 散 式 空调 系统 ， 把 空气 处 理 设备 、 风 机 、 自 动 控制 系统 及 冷 、 热 源 等 统统 组 
装 在 一 起 的 空调 机 组 ， 直 接 放 在 空调 房间 内 就 地 处 理 空气 的 二 种 局 部 空调 方式 。 

2) 按 负 担 室内 负荷 所 用 的 介质 种 类 分 类 AN 

а) 全 空气 系统 : 空调 房间 内 的 热 、 湿 负荷 全 部 由 经 过 处 理 的 空气 来 承担 的 空调 
系统 。 

(2) 全 水 系统 : 空调 房间 内 热 、 湿 负荷 全 靠 水 作为 冷 热 介质 来 承担 的 空调 系统 。 

(3) 空气 -水 系统 :空调 房间 的 热 v 湿 负荷 由 经 过 处 理 的 空气 和 水 共同 承担 的 空调 
系统 。 

(4 
系统 。 

з. 典型 的 空调 系统 、 ç 

比较 典型 的 空调 系统 为 全 中 式 〈 全 空气 ) 空调 系统 、 半 集中 式 (空气 -水 ) 系统 及 分 
散 式 空调 系统 。 下 面 我 们 依次 介绍 。 | 

ПЕ ЕЕ 

集中 式 空调 系统 将 空气 集中 处 理 后 由 风机 将 其 输送 到 各 个 房间 ， 亦 可 称 作 全 空气 空调 
系统 ， 如 图 6 -15 所 示 。 一 般 适用 于 商场 、 候 车 (机) 大 厅 等 大 空间 的 地 方 。 空 气 集中 处 
理 设备 称 为 空调 机 组 ， 如 图 6 - 16 所 示 为 分 段 组 装 式 空调 机 组 。 























制冷 剂 系统 : 依靠 制冷 系统 蒸发 器 中 的 氟 利 昂 来 直接 吸收 房间 热 、 湿 负荷 的 空调 








图 6-15 集中 式 空调 系统 





2) 半 集 中 式 空 调 系统 





半 集 中 式 空调 系统 除了 设 有 集中 的 空调 机 
房 外 ,还 设 有 分 散在 各 个 房间 号 


有 的 二 次 设备 





(又 称 为 末端 设备 ) 来 承担 一 部 分 热 湿 负荷 ， 一 
般 是 由 空气 和 水 共同 承担 室内 热 湿 负 荷 ， 分 为 
诱导 器 系统 和 风机 盘 管 系统 两 类 ， 这 种 系统 除 


| 了 向 室内 送 入 经 处 理 的 空气 外 ， 还 在 室内 设 有 
816-16 Наша 以 水 做 介质 的 末端 设备 对 室内 空气 进行 冷却 或 
加 热 。 一 般 办 公 楼 、 宾 馆 等 房间 较 多 的 建筑 常 


采用 风机 盘 管 系统 ， 如 图 6 – 17 所 示 。 风 机 盘 管 设备 如 图 6 一 18 所 示 。 


风机 盘 管 





风机 盘 管 带 回 风 箱 外 接 风 管 


К} DN20 一 eB 
供水 管 š 
供水 管 DN20 у EB 法 器 送 风口 


Z5 
室内 吊顶 





图 6-17 风机 盘 管 系统 
3) 分 散 式 空调 系统 






回 到 冷水 机 组 ， 水 温 12~15'C 








来 自 冷水 机 组 ， 水 温 7'C 


分 散 式 空调 系统 又 称 为 局 部 空调 系统 ， 亦 是 制冷 剂 系统 的 典型 应 用 ， 是 指 将 空气 设备 
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循环 风 进 口 及 过 滤器 


` mam 


ЗЕК 
【 半 集 中 空调 系统 (风机 
(b) 风机 盘 管 构造 示意 图 #& £S) 工作 原理 】 








吸 声 材料 





(a) 风机 盘 管 实物 
图 6-18 风机 盘 管 设备 


з. у А 


直接 或 就 近 安 装 在 需要 空气 调节 的 房间 ， 就 地 调节 空气 。 常 用 的 由 壁挂 式 、 立 式 等 ， 如 
图 6-19 所 示 。 此 处 介绍 一 下 中 央 多 联机 变频 空调 系统 ， 如 图 6—20 所 示 。 其 最 大 的 特点 
是 “一 拖 多 "， 指 的 是 一 台 室外 机 通过 配 管 连接 两 台 或 两 台 以 上 室内 机 ， 一 般 由 室外 机 、 
室内 机 、 制 冷 机 管道 和 自动 控制 器 件 组 成 ， 亦 称 之 为 VRV` 变 频 空调 系统 。 目 前 多 联机 日 
益 广 泛 地 应 用 于 中 小 型 建筑 和 部 分 公共 建筑 上 。 
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图 6-19 分 散 式 空调 设备 я 
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4HP 5HP 6HP 
图 6-20 多 联机 空调 系统 (一 拖 多 ) 
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MDS resi ШЛУ 
多 联机 运用 全 新 理念 ， 集 一 拖 多 技术 、 智 能 控制 技术 、 多 重 健康 技术 、 节 能 技术 和 网 


络 控制 技术 等 多 种 高 新 技术 于 一 体 ， 其 中 一 拖 多 的 特点 就 是 采用 一 台 室 外 机 连接 控制 多 台 
室内 机 ， 能 够 适应 多 个 房间 的 制冷 需求 。 


空调 系统 常用 设备 


空气 过 滤器 是 用 来 对 空气 进行 净化 处 理 的 设备 ， 根 据 过 滤 效 率 的 高 低 ， 通 常 分 为 粗 
效 、 中 效 和 高 效 过 滤器 三 种 类 型 。 
СТ) 粗 效 过 滤器 的 主要 作用 是 除 掉 5pm 以 上 的 大 颗粒 灰尘 ， 在 洁净 空调 系统 中 作为 
预 过 滤器 ， 以 保护 中 效 、 高 效 过 滤器 和 空调 箱 内 其 他 配件 并 延长 其 使 用 寿命 。 粗 效 过 滤器 
形式 主要 有 浸 油 金属 网 格 过 滤器 、 наа, 粗 中 孔 泡沫 塑料 过 滤器 和 滤 
材 自动 卷 绕 过 滤器 等 。 
(2) 中 效 过 滤器 的 作用 主要 是 除去 Lum 以 上 的 灰尘 粒 字 \ ЕТЕ 调 系统 和 局 部 净 
化 设备 中 作为 中 间 过 滤器 。 其 目的 是 减少 高 效 过 滤器 前 负 手 ， 延 长 高 效 过 滤器 和 设备 中 其 
他 配件 的 寿命 ижин. "ПШНЕН, РЇ, ie SEA 
料 制 成 的 合成 纤维 《俗称 无 纺 布 )。 \ 

(3) 高 效 过 滤器 是 洁净 空调 系统 的 终端 过 滤 设 备 和 净化 设备 的 核心 ， 能 去 除 0. 5pm 以 
下 的 灰尘 粒子 。 这 种 过 滤器 的 滤 料 有 超 细 没 议 纤维 、 e ss 

空气 过 滤器 如 图 6 -21 Б.У Na 























(а) 粗 效 过 滤器 (b) 中 效 袋 式 过 滤器 (с) 高 效 隔 板 过 滤器 
图 6-21 空气 过 滤器 

2. 表面 式 换 热 器 

表面 式 换 热 器 是 对 空气 进行 冷 热处理 的 一 种 常用 设备 ， 空 气 进 行 冷 热 交换 时 不 与 热 
GF) 媒 直 接 接触 ， 而 是 通过 交换 器 的 金属 管 表面 进行 。 表 面 式 换 热 器 如 图 6 -22 所 示 。 

3. 喷 水 室 

喷 水 室 是 空调 系统 中 夏季 对 空气 进行 冷却 除湿 、 冬 季 对 空气 进行 加 热 加 湿 的 设备 。 在 
喷 水 室 中 喷 人 不 同 温度 的 水 ， 当 空气 和 水 直接 接触 时 ,两 者 之 间 就 会 发 生 热 和 湿 的 交换 ， 
用 喷 水 室 进行 空气 处 理 就 是 利用 这 一 原理 进行 的 。 在 喷 水 室 中 喷 不 同 温度 的 水 ,可 以 实现 
对 空气 的 加 热 、 冷 却 、 加 湿 、 减 湿 等 多 种 空气 处 理 过 程 。 同 时 它 还 有 一 定 的 净化 空气 的 能 
力 。 喷 水 室 构 造 如 图 6 一 23 所 示 。 

4. 加 湿 器 

加 湿 器 是 对 空气 进行 加 湿 处 理 的 设备 ,常用 的 有 干 蒸汽 加 湿 器 和 电 加 湿 器 两 种 ， 如 
图 6—24 所 示 为 干 燕 汽 加 湿 器 构造 图 。 

















助 管 式 换 热 器 





(a) 工作 原理 (b) 实物 图 片 
图 6-22 表面 式 换 热 器 
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图 6-23 喷 水 室 构 造 
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图 6-24 FAMERS Е 
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5. VAV 变 风量 末端 装置 
变 风 量 末 端 装置 是 变 风 量 空调 系统 的 关键 设备 之 一 ， 如 图 6 – 25 所 示 。 空 调 系统 通过 
末端 装置 调节 一 次 风 送 风 量 ， 跟 踪 负 荷 变化 ， 维 持 室 温 。 


VAV 变 风量 控制 系统 末端 








XN 
图 6-25 VAV 要 风量 林寺 和 


6. 冷水 机 组 NA 
冷水 机 组 俗称 冷冻 机 、 制 冷 机 、 жжи. 江水 机 、 冷 却 机 等 ， 是 用 来 生产 冷冻 水 的 主 
要 设备 。 根据 制冷 原理 分 为 蔡 发 式 制冷 机 组 和 吸收 趟 制冷 机 组 ， 其 中 蒸发 式 制冷 机 组 比较 
常见 ， 区 发 式 制冷 机 组 根据 压缩 机 的 工作 原理 又 分 为 螺杆 式 冷 水 机 组 和 涡 族 式 冷水 机 组 
等 。 常 用 的 蒸发 式 制冷 机 组 包括 站 个 主要 组 成 部 分 : 压缩 宙 ， 茸 发 器 ,冷凝 器 ， 脱 胀 闪 。 
根据 制冷 剂 在 冷凝 器 中 的 冷却 方法 不 同 又 可 分 为 水 冷 制 资 机 组 和 风 冷 制冷 机 组 。 水 冷 冷水 
METERES 所 示 ， KERAMER ERE 6 - 27 所 示 ， 冷 水 机 组 设备 实 
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图 6-26 水 冷 冷水 机 组 工作 原理 图 


7. 诱导 风机 

诱导 风机 又 称 射流 风机 、 接 力 风 机 。 在 无 风 管 的 条 件 下 将 其 送 到 所 要 求 的 区 域 ， 实现 
最 佳 的 室内 气流 组 织 ， 以 达到 高 效 、 经 济 的 通风 换 气 效 果 。 诱 导 风 机 内 置 高 效率 离心 风 
机 ， 具 有 明显 的 噪声 低 、 体 积 小 、 自 重 轻 、 吊 装 方便 ( 立 式 、 卧 式 均 可 )、 维 护 简 单 的 特 
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图 6-27 水 冷 冷水 机 组 系统 组 成 图 





(d) 风 冷 螺杆 式 冷水 机 组 (e) 单 级 离心 式 冷水 机 组 (f) 双 级 离心 式 冷水 机 组 
图 6-28 冷水 机 组 设备 实物 
已 广泛 应 用 于 地 下 停车 场 、 体 育 馆 、 车 间 、 仓 库 、 商 场 、 超 市、 娱乐 场所 等 大 型 场所 
通风 。 诱 导 风 机 如 图 6 - 29 所 示 。 
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图 6-29 诱导 风机 
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8. 消声器 及 减 振 装 置 
(1) 消声器 。 消 声 器 是 空调 系统 中 用 来 降低 沿 通风 管道 传播 的 空气 动力 噪声 的 装置 
根据 其 工作 原理 不 同 ， 分 为 阻 性 消声器 (包括 管 式 、 片 式 、 格 式 、 折 板式 、 声 流 式 等 )、 
抗 性 消声器 、 共 振 型 消声器 、 复 合式 消声器 等 。 另 外 ,还 有 消 声 弯 头 、 消 声 静 压 箱 等 。 消 
声 器 如 图 6 — 30 所 示 。 
吸 声 材料 

















吸 声 材料 


(a) 管 式 消声器 
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(d) 抗 性 消声器 


P Eg 


(f) 片 式 消声器 实物 (g) 管 式 消声器 实物 (h) 消 声 静 压 箱 (i) 消 声 弯 头 实物 







图 6~30 一 消声器 
(2) 帆布 软 管 接口 。 空 调 风 管用 帆布 软 管 接口 起 到 减少 风 管 与 设备 共振 的 作用 
用 帆布 、 涂 胶 帆 布 、 陶 瓷 帆 布 ， 如 图 6 一 31 所 示 。 


r; 





图 6-31 帆布 软 管 接口 
(3) 设备 隔 振 。 机 房 内 各 种 有 运动 部 件 的 设备 〈 风 机 、 水 泵 、 制 冷 压 缩 机 ) 在 运转 时 
都 会 产生 振动 ， 它 直接 传 给 基础 和 连接 的 管件 ， 并 以 弹性 波 的 形式 从 机 器 基础 沿 房屋 结构 
传 到 其 他 房间 去 ， 又 以 噪声 的 形式 出 现 。 另 外 ， 振 动 还 会 引起 构件 (楼板 ) 或 管道 振动 ， 
有 时 危害 安全 。 因 此 ， 对 振 源 需要 采取 隔 振 措施 。 设 备 减 振 措 施 如 图 6 - 32 所 示 。 
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(a) 设备 用 金属 弹簧 隔 振 器 (b) 设备 基础 下 的 橡胶 垫 片 
图 6-32 设备 减 振 措 施 


9. 空调 水 系统 

空调 水 系统 包括 冷 、 热 水 系统 ， 冷 却 水 系统 及 冷凝 水 系统 三 部 分 。 

(1) 冷 、 热 水 系统 : 空调 冷 、 热 源 制 取 的 冷 、 热 水 a， 要 通过 管道 输送 到 空调 机 组 或 风 
机 盘 管 或 诱导 器 等 末端 处 ， 输 送 冷 、 热 水 的 系统 称 为 冷 热 水 系 统 。 

D 冷却 水 系统 ， 空 调 系 统 中 专 为 水 冷 冷 术 机 组 冷凝 器 、 压 缩 机 或 水 冷 直接 蒸发 式 整 
体 空调 机 组 提供 冷却 水 的 系统 ， 称 为 冷却 水 系统 。 

(3) 冷凝 水 系统 : 空调 系统 中 为 空气 处 理 设 备 排除 
水 系统 ， 称 为 冷凝 水 系统 。 

图 6 — 33 为 空调 水 系统 的 组 成 及 循环 示 








去 湿 过 程 中 的 冷凝 水 而 设置 的 
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图 6-33 空调 水 系统 的 组 成 及 循环 示意 图 
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16.2 通风 空调 工程 量 计算 


BAJ 工程 量 计算 及 消耗 量 定额 应 用 


[s]; [s] 通风 空调 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 (SD 02 一 31 一 
#1 2016) 第 七 册 。 
Ë] 1. 通风 空调 设备 及 部 件 制作 安装 YA 





【山东 省 安装 工程 本 部 分 内 容 包括 空气 加 热 器 (冷却 器 7 除尘 设备 ， 空 调 器 ， 多 联 
消耗 量 定 信 = 调 室外 机 ， 风 机 人 盘 管 ， 空 气 幕 ，VA 灾 变 风量 末端 装置 ， 钢 板 密闭 
(REH) 】 门 ， 钢 板 挡 水 板 ， 滤 水 器 和 滋 水 盘 制 作 、 安装 ， 金 属 壳 体 制作 、 安 装 ， 

过 滤器 安装 ， 过 滤器 框架 制作 、 安 装 ， 净 化 工作 合 必 风 淋 室 ， ЖШ. ФАИЗӘ, 

1) 工程 量 计算 规则 y 

СТ) SAMAR OARD 安装 按 设计 阁 示 数 量 计算 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(2) 除尘 设备 安装 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以“ 台 ”为 计量 单位 。 

„9 ешш MUR, йы, жєн, E SAYUR ER RH, 
”为 量 单位 。 人 

ч) яайшдтинашв. _ 按 设计 图 示 质 生计 等 。 以 зоока" 为 计量 单位 。 
G) 多 联 体 空调 机 党 外 机 安装 依据 制冷 量 、 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 “ 台 ” 为 计量 








单位 。 
o найти. ue ”为 计量 单位 。 
(т) 空气 幕 安装 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 ” 为 计量 单位 。 


m =] (8) VAV SUMAK MER GHARG. DL A” 为 计量 
ИЙНЕ ти. 
Ë (9) 钢板 密闭 门 安装 按 设计 图 示 数量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 


TITY (10) 钢板 挡 水 板 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 以 空调 器 断面 面积 计算 ， 以 “m2” 
为 计量 单位 。 

(11) 滤 水 器 、 溢 水 盘 、 电 加 热 器 外 壳 、 金 属 空调 器 壳 体 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 十 按 
质量 计算 以 “100kg” 为 计量 单位 。 非 标准 部 件 制作 安装 按 成 品质 量 计 算 。 

(12) 高 、 中 、 低 效 过 滤器 安装 ,净化 工作 台 、 风 淋 室 安装 按 设计 图 示 数 量 计 算 ， 以 
“ 台 ” 为 量 单位 。 

(13) 过 滤器 框架 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 ， 

AO 通风 机 安装 依据 风机 型 号 ， 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

(15) 风机 箱 安装 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(16) 空调 制冷 剂 管 路 。 

D 本 定额 所 称 空调 制冷 剂 管 路 ， ea epee 室内 外 机 
(机 组 ) 接 的 制冷 剂 气 、 液 管 路 。 按 设计 图 示 延 长 米 计算 ,以 “10m” 为 计量 单位 。 


项 目 6 8512387121 








O 空调 制冷 剂 管 路 安装 〈 钙 焊 )， 管 道 试 压 、 吹 扫 、 严 密 性 试验 均 以 氮气 考虑 。 

© 空调 制冷 机 管 路 的 制冷 剂 (定额 内 按 R410A 考虑 ) 灌 充 已 包括 在 定额 内 ， 如 因 
制冷 剂 品种 不 同 或 不 同 厂家 设备 技术 性 能 要 求 差 异 造成 制冷 剂 灌 充 量 不 同 的 ， 可 按 实 

D 制冷 剂 管 路 中 的 分 液 器 、 专 用 阀 安 装 ， 按 相应 定额 项 目 计算 。 

© 制冷 剂 管 路 橡 塑 管 套 绝热 及 保护 带 包扎 定额 中 : 

a. 闭 孔 橡 塑 管 套 按 设 计 选用 规格 计算 主 材 费 。 

b. 塑料 保护 带 消耗 量 中 已 包括 缠绕 压 边 (不 低 于 50%) Иш. 并 已 考虑 绝热 后 的 气 、 
液 与 电源 线 、 控 制 线 共同 包扎 的 因素 。 

с. 制冷 剂 管 路 中 管件 、 阀 件 绝热 所 需 人 工 、 材 料 已 综合 考虑 在 定额 内 ,不 再 单独 
a 








› 定额 应 用 说 明 ‚ ©» 

机上 必要， 其 并、 су рэн. лт 
碳 钢 、 不 锈 钢 、 塑 料 通风 机 安装 。 

D 风机 箱 减 振 台 座 上 安装 定额 未 包括 减 振 全 设备 减 振 台 座 安装 执行 第 一 
册 相 关 定额 。 

D 多 联 体 空 : 调 系 统 的 室内 机 根据 不 同安 装 方式 执行 风机 盘 管 安装 相 训 定额 。 

CA) VAV 变 风量 末端 装置 适用 单 风 这 变 风 量 末端 和 双 风 道 变 风 量 末端 装置 ， 风机 动 
力 型 变 风 量 末端 装 慎 人 工 乘 以 系数 1 

(5) 双 热源 空调 室内 机 安装 抠 行 成 机 盘 管 安装 相应 URAM. 5. 

(6) 清净 室 安装 执行 分 眉 组 装 式 空调 机 组 安装 定额 。“ 

(7) 玻璃 钢 和 PVC 挡 水 板 安装 желети вана. 

(8) 低 效 过 小 器 包括 М -A 型 、WL R, BWE 型 等 系列 ， 中 效 过 小 器 包括 ZKL 型 、 
YB. MN. ZX - YERI: PATIBA GB 型、 GS 型 、JX -20 型 等 系列 。 

(9) 净化 工作 台 包 括 XHK 型 、 BZK 型 、 SXP 型 、SZP 型 、SZX 型 、SW J, SZ 型 、 
SXZ 型 、 TJ 型 、CJ 型 等 系列 。 

dO 本 项 目 除 空气 幕 安装 、 风 机 盘 管 (吊顶 式 、 卡 式 柑 入 式 ) 安装 、VAV 变 风量 末 
端 装置 安装 、 诱 导 风机 安装 外 ， 其 余 设备 均 未 包括 支架 安装 。 设 备 支架 安装 执行 第 十 册 
《给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 相 应 定额 。 

AD 通风 空调 设备 的 电气 接线 执行 第 四 册 《 电 气 设备 安装 工程 》 相 应 定额 。 

2. 通风 管道 制作 安装 

本 部 分 内 容 包括 镀 锌 薄 钢 板 风 管 制作 、 安 装 ， 镀 锌 薄 钢 板 共 板 法 兰 风 管制 作 、 安 装 ， 
普通 钢板 制作 、 安 装 ， 镀 锌 薄 钢 板 和 矩形 净化 风 管制 作 、 安 装 ， 不 锈 钢板 风 管 制作 、 安 装 ， 
铝板 风 管制 作 、 安 装 ， 塑 料 风 管 制作 、 安 装 ， 玻 璃 钢 风 管制 作 、 安 装 ， 柔性 软 风 管 安装 ， 
弯 头 导 流 叶片 及 其 他 。 

1) 工程 量 计算 规则 

O 薄 钢 板 风 管 、 净 化 风 管 、 不 锈 钢 风 管 、 铝 板 风 管 、 塑 料 风 管 、 玻 璃 钢 风 管 、 复 合 
型 风 管 按 设 计 图 示 规格 (其 中 玻璃 钢 风 管 、 复 合 型 风 管 按 设计 图 示 外 径 尺寸 以 展开 面积 
(包括 风 管 末端 墙头) 计算 ,以 “10m?” 为 单位 ， 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风口 、 吸 风 
口 等 所 占 面积 。 咬 口 重 关 部 分 已 包括 在 定额 内 ,不 青 另行 计算 。 计 算 公式 如 下 。 




















圆 形 风 管 : F=xXDXL 
矩形 风 管 : F=2 X(A+B)X L 
式 中 下 一 一 风 管 展开 面积 (m); 
也 一 一 圆 形 风 管内 直径 (m) ; 
一 一 管道 中 心 线 长 度 (m); 
A 一 一 矩形 风 管 长 边 尺 寸 (m); 


Fm), 











fa 举例 说 明 A 
ALAH ЕИ ФАЛА (д=1.2тт) 风 管 规格 为 300mmX 350mm， 长 度 为 
8. 18m， 咬 口 连接 。 аео жаль Wasa s 


【 解 】 依 据 已 知 条 件 及 上 述 计算 公 KA 
Ев =2 X (0. 3+0. 35) X 8. 18 一 10. 63(m?)=1. 063(108), 因 长 边 长 为 350mm， 套 
用 定额 7-2-7。 


x 
主 材 即 为 该 镀 锌 薄 钢板 本 身 ， 其 消耗 量 为 : 063511. 38=12.097(m2), 

(2) 风 管 长 度 以 设计 图 示 中 心 线 长 度 为 准 : (主管 与 支管 以 其 中 心 线 交点 划分 )， 包 括 
弯 头 、 三 通 (图 6 -34 一 图 6 -36)、 EER. RUI SEKE, ЖАНИ OT, 
消声器 等 ) 所 占 长 度 。 \ 














86-36 正三 通 


说 明 : 在 图 6-34 和 图 6-35 中 ,主管 展开 面积 为 S=1D Li 支管 展开 面积 均 为 
S: 一 xD;Lz; 在 图 6 –36 中 ,主管 展开 面积 为 S =1D Li. 支管 1 展开 面积 为 S; = лр. 
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支管 2 展开 面积 为 Ss = 03 (Ls 十 Lsz 十 r0), RP 0 为 弧度 ，0 一 角度 X0. 01745， 角 度 为 
中 心 线 夹 角 ,， 7 为 弯曲 半径 。 





fa 举例 说 明 e 
图 6 一 37 为 某 通 风 空 调 系统 部 分 管道 平 
面 图 ， 采 用 镀 锌 铁皮 ， 板 厚 均 为 1. 0mm， 试 
计算 该 风 管 的 工程 量 。 
KAI (1) 630mmX 500mm ft. 
Lı =2. 50 十 3. 80 十 0. 30 一 0. 20=6. 40(m) 
Е =2(0. 63+0. 50) Х 6. 4 一 14. 46(m2) 
(2) 500mmX400mm 段 。 
L;=2.0m 
F;=2(0.50+0.40) Х2=3. 60(m’) 
(3) 320mmX 250mm ( £ š + S 320mm 


2500 






630X 500 



















蝶阀 
长 200 


3800 


>| 630X500 


A 320х250 
Е 
































S 
风 管 ) й. š š 
L, =2. 20+0. 63/2=2. 515(m) „М 9 
Fs=2(0. 32+0. 25) Х2. 515—2, 816) ` 
Е=Е +F: +F: =14. єз ag X= 00-37 PURIR 
20. 93(т?) Ји > “Р 





` 


ЖООЛУ О ЛАГ Ж. жр КЖ ПАР. 
АЛШ А Ж ЖЕШ 3 HB рз йе, EERTSE, ЖОБА ЯНЕ КЕ е 
计算 工程 量 ， 其 人 工 乘 以 系数 2.5。 y 





< 
fà 





fa 举例 说 明 > 
某 化 工厂 氨 化 车 间 设计 图 示 圆 形 渐 缩 送 风 管 道中 心 线 长 度 世 # 为 32.16m， 大 头 直径 
(Dk) 为 500mm， 小 头 直 径 (Dr) 为 200mm， 采 用 镀 锌 钢板 风 管 (8 二 1. 2mm)， 咬 口 连 
接 。 试 计算 其 平均 直径 和 总 展开 面积 各 为 多 少 ? 如 何 套 用 定额 ? 
【 解 】 平 均 直径 (D4 ) 二 (DK 十 Dw )/2 一 (0.5 十 0.2)/2 一 0.35Cm) 
展开 面积 (F) 二 xX D+ X L+ =3. 1416X0. 35X32.16=35. 36(m2) 
#J2307-2-2, 定额 人 工 消耗 量 乘 以 系数 2. 5。 


(4) 柔性 软 风 管 安装 按 设计 图 示 中 心 线 长 度 计 算 ， 以 “m” 为 计量 单位 。 

(5) 弯 头 导 流 叶片 制作 安装 按 设 计 图 示 叶 片 的 面积 计算 ， 以“m2 ”为 计量 单位 。 

(6) 软 管 (帆布 ) 接口 制作 安装 按 设计 图 示 尺 寸 ， 以 展开 面积 计算 ， 以 “m2 ”为 计 
量 单位 。 

(7) 风 管 检查 孔 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 质量 计算 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

(8) 温度 、 风 量 测定 孔 制作 安装 依据 其 型 号 ， 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 


单位 。 
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2) 定额 应 用 说 明 
d) 空气 幕 送 风 管 的 制作 安装 执行 相应 风 管 制作 安装 定额 ， 其 人 工 乘 以 系数 3， 其 余 
不 变 。 
(2) 风机 盘 管 的 送 吸 风 连 接管 ， 即 风机 盘 管 接 至 送 、 回 风口 的 管 段 ， 按 相应 风 管制 作 
安装 定额 乘 以 系数 1. 1。 
(3) 本 项 目 各 类 风 管 制作 安装 子 目 中 所 包含 的 内 容 见 表 6 - 1 。 


表 6-1 各 类 风 管 制作 安装 子 目 中 包含 的 内 容 






































як, Zü. 法 二 及 
2. еш, =m | 吊 托 支架 | 塑钢 | 钢板 | 落地 
"я АЮ 地 方 等 管件 Pe 制作 安装 | ma | ME | 支架 
制作 、 安 装 X 
ЖЕРЕН БЫК ERAEN NS 
l |y x 0" «М “хрх 
Та R ДА 
?| 管制 作 安装 Y И Е | 这 
普通 钢板 法 兰 风 管 制作 АТК? 
з les SS ў | J У |у х 
ч > 
ЕТТТ ‚Же |. ри ри 
管制 作 安装 K x | 
5 санаанан У ž x x x x 
19 = 
6 铝板 风 管制 作 安装 У l x x х х 
TAS 
; | зеи езе к / 2 ¿| x< | ж 
ЕТТТ ЕТ Ј х х х | x 
9 复合 风 管制 作 安装 Í v v v x x 


























љав: “X” HRR. 
2. 不 锈 钢板 风 管 、 арка :和 吊 托 支架 制作 安装 执行 本 册 相 应 定额 。 
З. 塑料 风 管 吊 托 支架 制作 安装 执行 第 十 册 设 备 支架 制作 安装 相应 定额 。 
д. 落地 支架 制作 安装 执行 第 十 册 设备 支架 制作 安装 相应 定额 。 


(4) 普通 钢板 风 管 制作 安装 子 目 已 包括 风 管 、 型 钢 支 架 的 除 锈 、 刷 红 丹 防 锈 漆 及 调和 
漆 各 两 遍 ， 如 设计 要 求 刷 其 他 漆 种 时 可 进行 换算 。 

(5) 净化 风 管 涂 密封 胶 按 全 部 口 颖 外 表面 涂抹 考虑 。 如 设计 要 求 口 颖 不 涂抹 而 只 在 法 
兰 处 涂抹 时 ， 每 10m? 风 管 应 减 去 密封 胶 1. 5kg 和 0. 37 个 工 日 。 

(6) 净化 风 管 及 部 件 制作 安装 子 目 中 ,型钢 未 包括 镀 锌 费 ， 如 设计 要 求 镀 锌 时 ， 应 另 
加 镀 锌 费 。 

(7) 净化 通风 管道 子 目 按 空气 洁净 度 100000 级 编制 。 
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(8) 塑料 通风 管道 胎 具 材料 摊 销 已 包括 在 风 管制 作 安装 定额 内 。 

(9) 不 锈 钢板 风 管 咬 口 连接 制作 安装 按 本 项 目 镀 锌 薄 钢板 风 管 咬 口 连接 相应 定额 ， 人 
工 、 机 械 乘 以 系数 1. 2， 材 料 按 设计 要 求 换算 。 

(10) 本 定额 玻璃 钢 风 管 及 管件 按 外 加 工 订 做 考虑 ， 风 管 修补 费用 应 按 实际 发 生计 算 
在 主 材 费 内 。 

AD 软 管 接口 定额 是 按 帆 布 配 置 角钢 法 兰 编制 的 ， 如 使 用 其 他 材料 而 不 使 用 帆布 材 
料 可 以 换算 。 

AD 风 管 导 流 叶片 不 分 单 叶片 和 双 叶 片 ， 均 执行 同一 子 目 。 

aD 子 目 中 的 法 兰 垫 料 按 橡胶 板 编制 ， 如 与 设计 要 求 使 用 的 材料 品种 不 同时 可 以 换 
算 ， 但 人 工 不 变 。 使 用 泡沫 塑料 者 ， 每 1kg 橡胶 板 换算 为 泡沫 塑料 0. 125kg; 使 用 闭 孔 乳 
胶 海绵 者 ， 每 1kg 橡胶 板 换算 为 闭 孔 乳胶 海绵 0. 5kg。 

(14) 柔性 软 风 管 适用 于 由 金属 、 涂 塑 化 纤 织物 、 聚 酯 、 жкен. RAZEN, 
稍 等 材料 制 成 的 软 风 管 。 CNN A 

3. 通风 管道 部 件 制作 安装 ү 

本 部 分 内 容 包 括 碳 钢 调 节 阀 安装 ， РЯ 风口 安装 ， 不 锈 钢 法 兰 和 串 
托 支架 制作 、 安 装 ， 铝 制 孔 板 口 安装 ， 碳 钢 风 由 制作 安装， 塑料 风 帽 和 伸缩 节制 作 、 安 
装 ， 锅 板 风 帽 和 法 兰 制作 、 安 装 ， 玻璃 铀 风帆 安装 ， 碳 钢 单 类 制作 、 安 装 ， 塑 料 风 单 抽 
作 、 安 装 ， 消 声 器 安装 ， 消 声 区 压条 安装 ШЕЙИН, 安装 ， 人 防 排 气 阀门 安装 ， 人 防 
手动 密闭 阀门 安装 ， 信 防 其 他 部 件 负 人 、 “чеш, X, 

D 工程 量 计算 规则 uN < 

а› венага н, пе сажи ол. Ë 按 设计 图 示 数 量 计 
算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 Ñ 

s + sapan снн 为 计量 单位 。 

D 各 类 风口 、 、 艇 流 器 的 安装 依据 闫 型 < 规格 尺寸 按 设计 图 示 数 量 计 算 ， 以 “个 ”为 
计量 单位 。“ 入 

(4) 钢 百叶 窗 安装 依据 规格 尺寸 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

O) 不 锈 钢 圆 形 、 和 矩形 法 兰 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 以 “100kg” 为 计 
量 单位 。 

(6) 不 锈 钢板 风 管 吊 托 支架 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 以 “100kg” 为 计 
量 单位 。 

Ст) 铝 制 孔 板 口 安装 按 图 示 数 量 计算 ,以 “个 ”为 计量 单位 。 

(8) 碳 钢 风 帽 的 制作 安装 均 按 其 质量 以 “100kg” 为 计量 单位 。 各 种 风帆 如 图 6 - 38 
所 示 。 














图 6-38 各 种 风帆 
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(9) 滴水 盘 制 作 安装 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ,以 “100kg” үе» 

(10) 碳 钢 风 帽 筝 绳 制作 安装 按 设计 图 示 规 格 长 度 以 质量 计算 ， “100kg” 为 计量 
单位 。 

(11) 碳 钢 风 帽 泛 水 制作 安装 按 设 计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 . 以 “m?*” 为 计量 单位 。 

(12) 塑料 风 帽 、 单 类 的 制作 安装 均 按 其 质量 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

(13) 塑料 通风 管道 柔性 接口 及 伸缩 节制 作 安装 依据 连接 方式 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 展 
开 面 积 计算 ， 以 “m2” 为 计量 单位 。 

(14) 铝板 风 帽 ， 圆 形 、 和 矩形 法 兰 制作 安装 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 以 “100kg” 
为 计量 单位 。 

(15) 玻璃 钢 风 帽 安装 依据 成 品质 量 按 设 计 图 示 数 量 计 算 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

(16) 碳 钢 罩 类 的 制作 安装 均 按 其 质量 以 “100kg” 为 计量 单位 。 各 种 童 类 如 图 6 -39 


所 示 。 О 
< Ç ` 

















图 6 全 < ања 


(17) 微 穿孔 板 消声器 、 EAN СЕТТЕ 装 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 
以 “ 节 ” 为 计量 单位 。 š т? 

(18) Wm НЕННЯ BHIE, h eA HA, 

(19) 消 声 静 压 箱 安 壬 按 设计 图 示 数 量 计算 以 个 个 ”为 计量 单位 。 

ts cd РР НИНИ АЕ ШЕШЕНЕ. “10m2” 为 
计量 单位 。 

OD Аййй НЕЕ. 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(22) 人 防 通 风机 安装 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(23) LWP 型 滤 尘 器 制作 安装 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ,以 “m?” 为 计量 单位 。 

(24) 探头 式 合 磷 毒气 报警 器 及 y 射线 报警 器 安装 按 设计 图 示 数 量 计算 ,以 “ 台 ” 为 
计量 单位 。 

(25) 过 滤 吸 收 器 、 预 滤器 、 除 湿 器 安装 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(26) 密闭 穿 墙 管制 作 安装 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(27) 密闭 穿 墙 管 填塞 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(28) 测 压 装置 安装 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 以 “ 套 ”为 计量 单位 。 

(29) 换 气 堵 头 安装 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

GO 波导 窗 安装 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

2) 定额 应 用 说 明 

O 百叶 风口 安装 定额 适用 于 带 调节 板 活动 百叶 风口 、 单 层 百叶 风口 、 双 层 百叶 风 
口 、 三 层 百叶 风口 、 连 动 百叶 风口 、 活 动 金属 百叶 风口 。 

(2) 风口 的 宽 与 长 之 比 小 于 或 等 于 0. 125 的 为 条 缝 形 风口 执行 百叶 风口 定额 ， 人 工 
乘 以 系数 1. 1。 





N 
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(3) 电动 密闭 阀 安装 执行 手动 密闭 阀 定额 ， 人 工 乘 以 系数 1. 05。 

(4) 风机 防虫 网 日 定额 执行 风口 安装 相应 定额 ， 乘 以 系数 0. 8。 

(5) селе Айла Н РАЈЕ. ЖЖ (保温 、 不 保温 ) 蝶阀 安装 。 

(6) 对 开 多 叶 调 节 阀 安装 定额 适用 于 密闭 式 对 开 多 叶 调节 阀 安装 。 

(7) ж (R) 风口 安装 定额 适用 于 单 面 、 双 面 送 〈 吸 ) 风口 安装 。 

(8) 球形 喷 口 定额 适用 于 旋转 风口 安装 。 

(9) 铝 制 孔 板 风口 如 需 电 化 处 理 时 ， 电 化 费 另行 计算 。 

(10) 本 项 目 风 管 防火 阀 安 装 、 消 声 器 安装 、 消 声 弯 头 安 装 均 已 包括 支架 制作 安装 及 
除 锈 、 刷 防 锈 漆 、 调 和 漆 各 两 遍 。 如 设计 要 求 刷 其 他 漆 种 时 可 进行 换算 。 

(11) 碳 钢 单 类 制作 安装 定额 中 均 已 包括 普通 钢板 、 型 钢 及 支架 刷 防 锈 漆 、 调和 漆 各 
两 遍 。 如 设计 要 求 刷 其 他 漆 种 时 可 进行 换算 。 
(12) 探头 式 含 磷 毒 气 CSERE MENSA ханиа, kunana 
按 建筑 预 留 考虑 。 <N 
(13) y 射线 报警 器 安装 定额， 探头 安装 孔 按 钢 套 管 编制 地 脚 螺栓 (M12X 200, 6 
个 ) 按 设备 自 带 考虑 。 定额 包括 安装 孔 孔 底 电弧 赛 管 0Nm， 不 包括 电 统 数 设 。 如 电缆 穿 
管 长 度 大 于 0.5m, ялы л „у 
(14) 密闭 穿 墙 管制 作 安装 分 ТТ KE: Пу 
取样 管用 密闭 穿 墙 管 ; ne 
(15) ЖИЗА ГНОЙ 0. 3m И. MIRNESA, 管材 可 以 换算 ， 其 余 不 变 。 
(16) 密闭 穿 墙 管 填塞 定 А хаин :如 项 料 不 同 ， 不 做 调整 。 
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ажлаа: яй жаа Аиий S020- 31—2016) 第 十 册 
第 三 章 。 本 部 分 定额 适用 于 集中 或 半 集中 起 变调 系统 的 室内 空调 供水 〈 含 凝结 结 水 ) 管道 安 
装 ， 其 室外 管道 使 用 第 十 册 定 领 第 二 章 采 暖 室外 管道 安装 相应 项 目 。 

D 工程 量 针 算 规则 

(1) 管道 定额 的 界线 划分 。 

O 室内 外 管道 以 建筑 物 外 墙 皮 1. 5m 为 界 。 

© 建筑 物 人 口 处 设 阀门 者 以 阀门 为 界 。 

© 与 设 在 建筑 物 内 的 空调 机 房管 道 以 机 房 外 墙 皮 为 界 。 

(2) 各 类 管道 安装 工程 量 ， 安 装 按 室内 外 、 材 质 、 连 接 形 式 、 规 格 分 别 列 项 ， 均 按 设 
计 管 道中 心 线 长 度 ， 以 “10m” 为 计量 单位 ， 不 扣除 阀门 、 管 件 、 附 件 所 占 长 度 。 定 额 中 
除 塑 料 管 按 公称 外 径 表 示 外 ， 其 他 管道 均 按 公称 直径 表示 。 

(3) 方形 补偿 器 所 占 长 度 计 和 人 管道 安装 工程 量 。 方 形 补偿 器 制作 安装 应 执行 本 册 定 额 
第 五 章 相应 项 目 。 

2) 定额 应 用 说 明 

O 管道 安装 项 目 中 , 均 包 括 相应 管件 安装 、 水 压 试验 及 水 冲洗 工作 内 容 。 各 种 管件 
数量 系 综合 取 定 ， 执 行 定 额 时 ， 成 品 管件 数量 可 依据 设计 文件 及 施工 方案 或 参照 本 册 定 额 
附录 “管道 管件 数量 取 定 表 ” 计 算 . 定额 中 其 他 消耗 量 均 不 做 调整 。 本 册 定 额 管件 含量 中 
不 含 与 螺纹 阀门 配套 的 活 接 、 对 丝 ， 其 用 量 含 在 螺纹 阀门 安装 项 目 中 。 
























































WI 安装 工程 计量 与 计价 pf/ 
D 钢管 焊接 安装 项 目 中 均 综合 考虑 了 成 品 管件 和 现场 爆 制 弯 管 、 摔 制 大 小 头 、 挖 眼 
三 通 。 
(3) 管道 安装 项 目 中 , 均 不 包括 管道 支架 、 管 卡 、 托 钩 等 制作 安装 ， 以 及 管道 穿 墙 、 
楼 板 套 管制 作 安装 、 预 留 孔洞 、 堵 洞 、 打 洞 、 辫 槽 等 工作 内 容 ， 发 生 时 ， 应 按 本 册 定 额 第 
十 一 章 相 应 项 目 另 行 计算 。 
(4) 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 安装 项 目 也 适用 于 空调 水 系统 中 采用 螺纹 连接 的 焊接 钢 
管 、 钢 塑 复合 管 的 安装 项 目 。 
(5) 空调 冷 热 水 镀 锌 钢管 〈 沟 槽 连接 ) 安装 项 目 也 适用 于 空调 冷 热 水 系统 中 采用 沟 槽 
连接 的 DN150 以 下 焊接 钢管 的 安装 。 
(6) 室内 空调 机 房 与 空调 冷却 塔 之 间 的 冷却 水 管道 执行 空调 冷 热 水 管 
(7) 空调 凝结 水 管道 安装 项 目 是 按 集 中 空调 系统 编制 的 ， жал тле 
的 凝结 水 管道 系统 的 安装 。 , 
(8) 室内 空调 水 管道 在 过 路 口 或 跨 绕 梁 、 е з, 
道 安 装 形式 ， 执 行 方形 补偿 器 制作 安装 项 目 。 
(9) 安装 带 保温 层 的 管道 时 ， 可 执行 相应 ТОГЕ. 道 安装 项 目 ， op 
以 系数 1.1; 管道 接头 保温 执行 本 定额 第 十 二 册 ШИ. 防腐 刨 、 绝 热 工程 »， 其 人 工 、 
械 乘 以 系数 2.0， a CD N: 
5. 使 用 通风 空调 定额 的 注意 事项 
(1) 本 册 定 额 通风 设备 、 кз аЛ сои ткен кни. 其 他 
A s нена pass 册 《 机 械 设备 安装 工 
程 )、 第 二 册 《热力 设备 安装 工程 》 相 应 项 目 。 
(2) 空调 水 系统 管道 安装 执行 本 定额 第 «ай. 采暖 、 燃 气 工程 》 相 应 项 目 ， 
制冷 机 房 、 锅炉 房管 道行 本 定额 第 作 册 开业 管道 工程 》 相 应 项 目 。 
(3) 通风 究 调 工程 所 用 型 铀 及 普通 钢板 的 除 锈 、 刷 漆 ， 除 各 章节 另 有 说 明 外 ， 定 额 中 
均 已 包括 。 型 钢 及 部 件 用 普通 钢板 按 红 丹 防 锈 漆 及 调和 漆 各 两 帝 、 普 通 钢板 风 管 按 内 外 红 
丹 防 锈 漆 两 遍 考 虑 ， 如 设计 要 求 刷 其 他 漆 种 时 可 进行 换算 。 
(4) 本 册 定 额 中 未 包括 的 刷 油 和 绝热 、 防 腐蚀 项 目 ， 执 行 本 定额 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 
腐蚀 、 绝 热 工程 》 相 应 项 目 。 
(5) 除 各 章节 另 有 说 明 外 ， 风 管 、 部 件 及 通风 空调 设备 定额 项 目 中 没有 包括 的 型 钢 支 
架 执行 第 十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 相 应 项 目 。 支 架 中 所 用 的 减 振 吊 钩 、 弹 答 减 振 
器 、 橡 胶 减 振 垫 等 材料 按 实 计 和 材料 费 。 
(6) 本 册 定 额 按 膨 胀 螺栓 固定 支架 、 吊 架 考虑 。 
(7) 本 册 定 额 中 均 未 包括 设备 的 基础 灌浆 和 地 脚 螺 栓 孔 的 灌浆 ， 发 生 时 ， 按 本 定额 第 
一 册 《 机 械 设 备 安装 工程 》 相 应 项 目 另 行 计算 。 
(8) 下 列 费用 可 按 系 数 分 别 计 取 。 
O 脚手架 搭 拆 费 : 按 定额 人 工 费 的 4%% 计 算 ， 其 费用 中 人 工 费 占 35%. 
O 建筑 物 超 高 增加 费 ， 在 建筑 物 层 数 大 于 6 层 或 建筑 物 高 度 大 于 20m 以 上 的 工业 
与 民用 建筑 上 进行 安装 时 ， 按 表 6 -2 计算 建筑 物 超 高 增加 的 费用 ， 其 费用 中 人 工 费 
占 65% 。 








E 类 似 于 方形 补偿 器 的 管 















































表 6-2 建筑 物 超 高 增加 费 系数 表 
40 | <60 | <80 | <100 <120 | <140 | <160 | <180 | <200 





建筑 物 高 度 (m) 
建筑 层 数 ( 层 ) 
按 人 工 费 的 百分比 (%) 6 10 14 21 31 40 49 58 68 





< 
<12 | < | <24 | <s | <s | <ë | <48 | <s | < 























fa 举例 说 明 > 
某 微 电子 工程 公司 住宅 楼 共 25 E (85m), 通风 空调 安装 工程 费 为 64741. 86 元 ,其 中 
人 工 费 为 32082. 90 元 。 试 计算 该 建筑 超 高 增加 费 。 
【 解 】〗 该 住宅 楼 层 及 高 度 介 于 24 E (80m) 以 上 与 30 Z (100m) 以 下 ， 按 照 就 高 不 
就 低 的 计算 原则 ， 其 费用 按 30 Ж (100m) 以 下 费 率 计算 如 下 : V 
建筑 物 超 高 增加 费 32082. 90X21% 一 6 ) 
其 中 人 工 费 6737.41X65%= e 


© 操作 高 度 增加 费 : re 或 地 面 6m 以 内 考虑 的 ， 当 操作 
物 高 度 超过 6m 时 ， а не: 乘 以 表 6 - 3 中 的 系数 。 


表 6-3 яш. MARAR 


















































操作 物 高 度 (m) <A <30 <50 
я а | „09 Ум l EN | 1.5 
O RAMEN: RRIETA r h TM. JUN A TA 35%. 
09) жината 的 人 工 、 材 料 、 机 械 比 例 #6-4. 
жеч жштахиуйш Ат, им, пики 
x 制作 (%) 安装 (%) 
序号 / 项 目 名 称 
人 工 | 材料 | 机 械 | 人 工 | 材料 | 机 械 
1 空调 部 件 制作 安装 86 98 95 14 2 5 
2 BE P ñB q БО °з ЈА 39 Ë ИЕ Че 60 95 95 40 5 5 
3 镀 锌 薄 钢 板 共 板 法 兰 通风 管道 制作 安装 40 95 95 60 5 5 
4 普通 钢板 法 兰 风 管制 作 安装 60 95 95 40 5 5 
5 净化 通风 管道 及 部 件 制作 安装 40 85 95 60 15 5 
6 不 锈 钢板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 72 95 95 28 Š 5 
7 铝板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 68 95 95 32 5 5 
8 塑料 通风 管道 及 部 件 制作 安装 85 95 95 15 5 5 
9 复合 型 风 管 制作 安装 55 70 99 45 30 1 
10 “| 风帆 制作 安装 75 80 99 25 20 1 
11 单 类 制作 安装 78 98 95 22 2 5 


























工程 量 计算 任务 实施 


安装 工程 计量 与 计价 


0) 任务 一 : 某 大厦 多 功能 厅 全 空气 空调 工程 ， 进 行 工程 量 计算 ， 见 表 6 -5。 
表 6 -5 通风 空调 工程 量 计算 书 








TRER: 某 大 厦 多 功能 厅 全 空气 空调 工程 第 1 页 共 1 页 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
风 管 截面 :1250mmX 500mm 
镜 锌 薄 钢 板 风 管 ( 咬 口 ) 长 边 长 入 2000mm | , г 163. 87 — 2, 255—0. 15 —0.2+0.50=2)(# 
(6=1.2mm) Ó" | | 直 部 分 ) 十 (0.75 十 3)( 水 平 部 分 )=5.06(m) 
7-2-9 r 





H: 
镀 锌 薄 钢 板 5=1. 2mm 


镀 锌 薄 钢 板 风 管 ( 咬 口 ) 长 边 长 性 1000m; 
(6=1. Отт) ` 












130.31 





s: EBX (0. 8+0. 25) X 58. 1 


Е=2Х л. 


кайат. лезе) 







风 管 截面 :800mmX500mm 

L=3. 5+2. 6—0. 2=5. 9(m) 

F=2X (0. 8+0. 5) X 5. 9=15. 86(m?) 

O 风 管 截面 :800mmX250mm 

了 二 3.5 十 (4 二 2 十 2 十 4 十 4 十 0.5) X3+-[ 4 +-2+ 
2PtPAR0.5)—2.6]+3.6—0.2X3=53,9(m) 
14. 45(m?) 

















ERENER БЕА Е ОП) Kill&<630mm 
(6=1. Отт) 





11. 38/10% 130. 31=148. 30 (m?) 







O 风 管 截面 :630mmX250mm 
=(4+0.5—0.5)X4=16(m) 
F=2X (0. 63+0. 25) X 16=28. 16(m2) 
@ 风 管 截面 :500mX250mm 
L=(4+0. 5—0. 5)X4=16(m) 

F=2X (0. 5+0. 25)X16=24(m?) 











EH: 
HERRI = 1. 0mm 


11. 38/10X52. 12=59. 31 (m°) 





BERRE (B O) K К<320тт 
(6=0.75mm) 


36. 


96 


O 风 管 截面 :250mmX250mm 

L=(4—0. 5+0. 3)X4=16. 8(m) 

F=2X (0. 25 十 0. 25) X 16. 8 一 16. 8(m?) 

© 风 管 截面 :240mmX 240mm( 接 散 流 器 支管 ) 
了 一 (4. 25 一 3. 5+0. 252) X 24 一 21(m) 
Е=2 (0. 24+0. 24) X 21=20. 16(m2) 





EH; 
镀 锌 薄 钢 板 6 一 0. 8mm 











42. 


06 





11. 38/10X36. 96 一 62.06(m2) 





























定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
风量 整体 空调 箱 (机 组 ) 

кун к Ei a 

阻抗 复合 消声器 安装 ” 周 长 4800mm | 节 1 HK =2x (1600+-800) =4800(mm) 
7-3-192| +H, 

шани 节 1 1.0X1=1( 节 ) 

管 式 消声器 安装 ” 周 长 3500mm 节 1 周 长 =2X(1250 十 500) 一 3500(mm) 

7-3-196| +H; 

管 式 消声器 节 1.0X1=1( 节 ) 





7-3-26 


АН K 


БК —2x (12504 500) —3500(mm) 





EH: 
AAE Di КЩ 














HREM ЧЕ 个 | ASAJ MDK=2x(800+250)=2100(mm) 
1-3-19 | кы, SN 
53 .0X3=3( 个 
对 开 多 叶 风量 调节 同 Cu кар 
对 开 多 叶 风 量 调节 网 安装、 МА 1 周 长 =2 (800 --500) =2600(mm) 
U XS NE 
7-3-19 | £H, SUN 


对 开 多 叶 风量 调节 阀 







А паі 









































еши 叶 新 风口 安装 个 „| 周 长 =2X(630 十 1000) 一 3260(mm) 
7-3-42 | + NN” E 
чә! Ж» | 1 1.0X1=1( 个 ) 
铝 合金 百叶 回 风口 安装 个 1 周 长 =2X(1600 十 800) 二 4800(mm) 
7-3-43 | EM: 
1 1.0X1=1( 个 ) 
ип у | 
铝 合金 方形 散 流 器 安装 (240mmX240mm) | 个 24 周 长 =2X (240 +240) =960(mm) 
7-3-56 | ЖМ: 
24 1.0X24 一 24( 个 ) 
ШЙ 4 0х 个 
7-2 -139 帆布 软 管 接口 m | 2.1 Е=2Х (1. 25+0. 5) Х0.2Х3=2. 1(m?) 
7-2-1 温度 测定 孔 T 1 
7-2-1 风量 测定 孔 + 1 
@ 风 管 截面 : 1250mmX 500mm 
L=5.06m 
12-4-28 风 管 岩 棉 板 保温 体积 (6 一 25mm) m? | 6.86 











V=2X[(1.25+ 0.5) X 1.033 X 0.025 + 
4(1.033X0.025)2 ]X 5.06=0.499(mš) 








© 








定额 编号 


项 目 名 称 


单位 


计算 公式 





12 -4-28 


12-4-135| 


风 管 岩 棉 板 保温 体积 (3 一 25mm) 








4(1. 033 X0. 025)? 


2 кшш 


Укоб хо 025)? 


* © RART: кнн ы н ТЯ 


4(1. 033 X0. 025)? 


@ 风 管 截面 :800mmX500mm 
L=5.9m 
V =2X [00.804 0.5) X 1.033 X 0.025 + 


401.033 X0. 025)?]X 5. 9 一 0. 442(т?) 


@ 风 管 截面 :800mmX250mm 
L=54. 5m 
V=2X [(0. 80 + 0.25) X 1. 033 X 0. 025 + 
х 54. 5=3. 246(т?) 

@ 风 管 截面 :630mmX250mm 


=16m K 
z< 0.25) X 1. 033 X 0. 025 + 
25)#]Х16=0. 813(m’) 





=16т 
V=2X [(0.50 +0.25) X 1. 033 X 0.025 + 


4(1.033 X0. 025)*]X 16=0.705(mš) 


@ 风 管 截面 :250mmX250mm 
L=16.8m 
W 2bO[(0.25 + 0.25) X 1.033 X 0. 025 + 
X16. 8=0. 523(m?) 


L=21m 
V=2X[(0.24 十 0.24) X 1.033 X 0.025 + 
х21=0. 633(т?) 











岩 棉 板 


玻璃 丝 布 保护 层面 积 





7.20 


303. 52 








1.05 Х6.86=7. 20(т?) 


@ 风 管 截面 :1250mmX 500mm 
L=5.06m 
S=2X[(1.25 + 0.5) 4801.05 X 0. 025 + 


0.0041)]X5.06 一 20.765(m2) 


© 风 管 截面 :800mmX500mm 
L=5.9m 
S=2x[(0.80 + 0.5) +8(1.05 X 0.025 + 


0. 0041)]X5. 9=18. 822(m?) 


О 风 管 截面 :800mmX250mm 
L=54. 5m 
S=2X [(0. 80 +0. 25) +8 (1. 05 X 0. 025 + 


0.0041)]X54.5=140.915(m2) 


Ф 风 管 截面 :630mmX250mm 
L=16m 





项 目 6 

















( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
S=2X[(0.63 十 0.25) 十 8(1.05X0.025 十 
0. 0041)]Х16=35. 930(m2) 
© 风 管 截面 :500mmX250mm 
L=16m 
t (0. 504-0. 25) +8 (1. 05 X 0. 025 + 
0. 0041)]Х16=31. 770 (m?) 
@ 风 管 截面 :250mmX250mm 
玻璃 丝 布 保护 层面 积 2 |303. 52 
L=16. 8m 
12-4 -135 S=2X [(0. 25+0. 25) +8 (1. 05 X 0. 025+ 


0. 0041)]X 168524. 959(т?) 
кнн 
$ И 





(0. 24 +0. 24) +801. 05 X 0. 025 + 
X21=30. 358(m°) 











工程 名 称 ; 


(2) 任务 二 ， 


ЕМ: 
玻璃 丝 布 6=0. 5mm 























-93 14. 0/10 X303. 52=424. 93(m2 ) 





进行 工程 量 计算 ， 见 表 6 -6。 





> h aas e ii 
某 办 公 楼 “<- 层 部 分 房间 ) 风机 盘 管 工程 O 第 1 页 共 1 页 























~ 风 管 截面 :1000mmX 200mm 
on a | ag.40 | [75 一 0.30+(3.2 一 0.20 一 2 70)]X7= 
1-2-8 | 长 边 长 <l000mm ð=1.0mm | ”| [12.25 
(X 系 数 1.1) F=2X (1. 0+0. 2) X 12. 25=29. 40(m2) 
о. яб m? | 33.46 | 11. 38/1029. 40=33. 4602) 
й 一 1.0mm 
7-1-40 风机 盘 管 暗 装 ( 吊 顶 式 ) 台 7 
人 A ny 家 
Ше еи 个 | 7 周 长 :2X (1000+200) = 24000 тт) 
н) ГА mm 
7-3-41 
а £ 7 1.0X7=7( 个 ) 
A n por 
s аар + 7 周 长 :2X(400 十 250) 王 1300(mm) 
( 周 长 1300mm) 
7-3-40 
- 个 | 7 1.0X7=7( 个 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
1000X200 X 200 (mm) 
т 人 е | gao | 2220-0020 0.2] X7=3.36 (m?) 
1000200 Х 300 (mm) 
F=[2X(1. 0+0. 2) X0. 3] X7=5. 04(m?) 
空调 冷 热 水 镀 锌 钢管 = 
(螺纹 连接 ) ОМООС Нр m | 1.20 | 管 井 内 :0.6( 供 水 ) 十 0.6( 回 水 )=1.20(m) 
10-3-9 
(人 工 .机 械 )x| EH: 
系数 1.2 | Вене Ж 10. 02/10X 1.20=1.22(m) 
tle bash 个 кшн 2 1( 个 ) 
管件 е4 
空调 冷 热 水 镀 锌 钢管 кп | EEES TO (供水 ) 二 (0.40 十 0.30 二 3.70 十 
(螺纹 连接 ) DN100 os еси. 77(m) 
10-3-9 EH: KS 
x са КИМИН а № 10. 02/10Х8.77=8. 95 (т) 
же А: ын | 5. 06/10хв, 77=4. 44( 个 ) 
小 


` 








М, Тоова 
和 2.90)( 回 水 )=9. 21(m) 















10-3-8 EHA X З 
Wii 下 a PEIE 
EN р 9.39 10.02/10X9.21=9.39(m) 
т ià | + | 4.97 | 5.40/10X9.21=4.97( 个 ) 
E m | 538 | (0.14 十 5.10 十 0.14)( 供 水 )=5.38(m) 
10-3-7 | 主 材 
ашк т 5.49 10. 02/10Х5.38=5.49(т) 
ак ОИНИ 个 | 3.04 | 5. 65/105. 38=3. 040%) 
а 2. 90( 供 水 右 ) 十 (3. 10 十 0.24)( 供 水 左 ) 十 (0. 40+ 
— m 21.51 |0. 20 十 0.60 十 2.25 十 3.80 十 3.40 十 3.80 十 0.20 十 
i 0. 18 十 0. 44)( 回 水 左 )=21. 51(m) 
10-3-6 Pra 
„ан 22.16 | 10.02/10X21.51=22.16(m) 
m 7 . 02/ .51=22.16(m 
. 空调 冷 热 j 
н i 个 | 14.02 | 6.52/10X21.51=14.02( 个 ) 






































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
| uwa sq m | 7.20 | (3.40 十 3.80)( 供 水 左 ) 一 7.20(m) 
10-3-5 м: 
1. 镀 锌 钢管 a 
pea m | 7.19 | 9.98/10X7.20=7.19(m) 
sh saa a Sak Sau 个 | 5.16 | 7.16/10X7.20=5.16( 个 ) 
空调 冷 热 水 镀 锌 钢管 Sik 3. 80( 回 水 左 ) 十 (0. 14 十 2. 90)( 回 水 右 ) 
(螺纹 连接 )DN32 m | ев вв) Ф, 
10-3-4 | жи, М 
ы m | 6.83 хан 84=6. 83 (т) 
2. 空调 冷 热 水 室内 镀 锌 钢管 螺纹 £ Ç W: СЕУ 


管件 





10-3-3 


ЖИНАК / 
N 
YH 


(螺纹 连接 )DN25 — Q 


(3. 80 十 0. 24)( 供 水 左 ) 十 3.40( 回 水 左 ) 
=7.44(m) 








镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) DN20 m 


NS 





38.78 


x 


Жл А 
F L 
29 9. 80/10 X7. 44=7. 29(m) 


| 9.59/10X7.4 








.13( 个 ) 





0. 48( 供 水 左 ) 十 5. 10( 回 水 右 ) 十 a 盘 管 支管 ( 供 
0.21 十 3.0 十 回 3. 00 十 0.14) X2+b 盘 管 支管 ( 供 
2.05 十 回 2.50) X 4 十 c 盘 管 支管 ( 供 1.20 十 回 
1.10)=38.78(m) 














10-3-2 
ЕМ: 
LEPAR т | 38.98 | 9. 80/1039.78=38. 98(m) 
2. SPRER кы Ue sayaspan ы 
个 | 37.35 | 9.39/10X39.78=37.35( 个 ) 
管件 
wau m | 3.98 | 1.00+0.98+(3.10—1.10)=3.98(m) 
(螺纹 连接 ) DN40 Е ee i aa i 
10-3 -16 ЕМ. 
шин 4.04 | 10.15/10X3.98=4.04(m) 
m | 4. . .98=4.04(m 
Еа тетот л, уй 
їй № | 2.02 | 5.08/10X3.98=2.02( 个 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
“инк 7.32 | 3.20+2.12+(3.10—1.10)=7.32(m) 
(螺纹 连接 )DN32 Я ЕБЕ ы 
10-3 -15 ЕМ: 
ааа 7.43 | 10.15/10X7.32=7.43(m) 
空调 凝结 m . X7.32=7.43(m 
2 ЗАБНАТА НИНА A | 4 25 | 5 g0/10x7.32=4.25( 个 ) 
管件 
空调 凝结 水 镀 锌 钢管 


т | 6.05 | 2.95+3.10=505(т) 
(螺纹 连接 ) DN25 š 42 
<N N 





10-3-14 ЕМ, 






















1. ЖИН ' P N 
2 空调 凝结 水 室内 镜 锌 钢管 螺纹 | | SAR s, 
管件 a 
4.60 十 0. 50X2 (a 盘 管 凝结 水 支管 ) 十 2. 10 x 
空调 肇 结 水 镀 锌 钢管 
4 结 水 支 43 结 水 支 
(螺纹 连接 ) DN20 14.43 | 4(b 盘 管 алаа 水 支管 ) 
Ly 
10-3 -13 ЕМ: rYA f 
1. RERE ү к 
кае m | 14.69 | 10.18/10X14.43=14.69(m) 
2. 2икаланиниа УЧУ АМ 5.90/10ХМ.43=8. 5104) 


жу МУ 





AAEL DN100( 管 井 内 ) | + 


~ 


























10-5-42 
(人 工 . 机 械 )X| +H; Я 
系数 1.2 | азин DN100 Е Яа 
АД DN80 个 2 
10-5-41 EM: 
Mi 2 1.0X2=2( 个 ) 
ЕРА 个 x і 
EMA DN50 个 2 
10-5-39 А 
2 1.0X2=2( 个 ) 
Hik MN DN50 t | 
丝 扣 铀 球阀 DN20 个 15 
10-5-2 +H. E | 
丝 扣 铜 球阀 DN20 个 | 15.15 | 1.01X15=15.15( 个 ) 




















项 目 6 通 风 空调 工程 计量 







































































( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 公式 
YY 型 过 滤器 DN20 个 7 
10-5-2 EH. 
тр 个 | 1.07 | 1.01х7=7. 0709 
AZHAR DN20 个 1 
10-5-29 | + 
ЕМ: 
ыл + 1 1.0X1=1( 个 ) 
Di 碳 钢 平 焊 法 兰 DN100( 管 井 内 ) | W 2 
ATM] Ep < 2 Р 
系数 1.2 | 碳 钢 平 焊 法 兰 DN100 Wj s > үка 
碳 钢 平 焊 法 兰 ОМВО 副 3 
10-5-141 | 主 材 ， E \ 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN80 YN 2.0X2 一 4( 片 
MAA 
эн о 副 | 2 < 
ч š Ху, 
10-5-139 | 主 材 ， „УХ Ka š 
визаж: NT ж X Xz.0X2=4( 片 ) 
R= Vl | 
r$ WI DN20( 丝 接 ) i 1 -ц 
10-5 –456 > 
金属 软 管 DN20 R| 14 | 1.0X14=14( 根 ) 
橡胶 软 管 DN20( 丝 接 ) 根 7 
10-5-456 | 主 材 ， 
橡胶 软 管 DN20 根 7 1.0X7=7( 根 ) 
一 般 穿 墙 套 管 DN100 个 2 供 1 回 1 
10-11-30 | жы, 
焊接 钢管 DN150 т | 0.64 | 0.318X2=0.64(m) 
一 般 穿 墙 套 管 DN20 个 | а 供 7 十 回 7? 十 凝 7=21( 个 ) 
10-11-25 | ьи, 
кн DN32 т | 6.68 | 0.318Х21=6.68(т) 
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ЕЕН 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 


6.3 通风 空调 工程 分 部 分 项 工程 量 ; 


编制 


їй 
к 


ИЮ nom nsn салт танин) 











(GB 50856 一 2013) 附录 G， 见 表 6-7, ^ 
表 6-7 通风 空调 工程 工程 量 清单 
项 目 编码 项 目 名 称 ” “分 项 工程 项 目 
жыка 气 加 热 器 〈 冷 却 回 )、 除 尘 设备 、 空 调 器 、 
к 通风 及 空调 设备 及 Ан. Жз, “ЙИП, КИ, ШЖ, ШЖ, 
i ш S> БИЖ. ИШЕ. TEA. ARE, ТА, ШЙ 
уу эрш. лтан лз 工程 项 目 
Ti ЖАИ Е ФИН АН, TETTETETT 
| | Суг... 风 管 道 、 锅 板 通 风 管道 、 塑 料 通风 管道 、 玻 璃 钢 通 风 管 
030707 AA ER Ж, ВАДАТ, BERRE, Заар, MERE 





无 [温度 /风量 测定 孔 共 11 个 分 项 工程 项 目 





030703 





通风 管道 部 件 制作 安装 


本 部 分 包括 碳 钢 阀 门 、 和 柔性 软 风 管 阀门 、 铝 蝶 闪 、 不 锈 
钢 蝶阀 、 塑 料 阀 门 、 玻 璃 钢 阀 门 、 碳 钢 风 口 / 散 流 器 /百叶 
窗 、 不 锈 钢 风口 / 散 流 器 /百叶 窗 、 塑 料 风口 / 散 流 器 /百叶 
窗 、 玻 璃 钢 风 口 、 锅 及 饥 合 金 风口 / 散 流 器 、 碳 钢 风 帽 、 
不 锈 钢 风 帽 、 塑 料 风 帽 、 铝 板 伞 形 风 帽 、 玻 璃 钢 风 帽 、 碳 
钢 单 类 、 塑 料 单 类 、 和 柔性 接口 、 消 声 器 、 静 压 箱 AB 8 
压 自 动 排 气 阀 、 人 防 手动 密闭 阀 、 人 防 其 他 部 件 共 21 个 
分 项 工程 项 目 





030704 


通风 工程 检测 、 调 试 








本 部 分 检测 的 内 容 包 括 通风 工程 检测 /调试 、 风 管 漏 光 
试 压 / 漏 风 试验 工 2 个 分 项 工程 项 目 





ЖЕШ 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 任务 实施 


(1) 任务 一 : 


根据 某 大 厦 多 功能 厅 全 空气 空调 工程 的 工程 量 计 算 书 ( 表 6 -5) Ж ОШ 


用 安装 工程 工程 量 计算 规范 )， 编制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 6 -8。 


项 目 6 ДЕГИ і 





表 6-8 分 部 分 项 工程 量 清单 表 





工程 名 称 : 某 大 厦 多 功能 厅 全 空气 空调 工程 标 段 : 第 页 共 页 
计量 
号 | ARAB 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 





1. 名 称 : 恒温 便 湿 机 整体 机 组 
2. 型 号 ，YSL - DHS -225 
030701003001 空调 器 з. АШ, ИШ: 

8000 (m'/h) /0.6 (0) 

4. 安装 形式 : 悬挂 安装 


оу 





1. 名 称 ， 通风 管道 ү x 
2. 材质 : йиш /< 
з. 形状 、 规格， MOB 
030702001001 碳 钢 通风 管道 we m mê 36. 96 

210 40mm 
4. 板材 | 775mm 
5 a п 


КО” 要 求 : 厂 配 





УМ ТУЧА 
Z `] 2 材质 ， К KA 
ч 5 з. 形状 、 规 


пуа Х 500mm, 


N А x< eso , 

ш налше | Б 全 “630mmX250mm、 20 
500тт Х 250mm 

板材 厚度 ， 1. Отт 

接口 形式 : 咬 口 

. 支架 要 求 : гт 


Р, 


Ф m = 





1. 名 称 : 通风 管道 
2. 材质 : 镀 锌 钢板 
030702001003 | 碳 钢 通风 管道 1250mm X 500mm m? 18. 24 
. 板材 厚度 : 1.2mm 
接口 形式 ， 咬 口 
. 支架 要 求 : 厂 配 


Pe m > 





温度 、 1. 名 称 : 温度 、 风 量 测定 孔 


. 材质， 铝 合作 不 
030702011001 风量 测定 孔 2. МЖ. paki 金 2 
3. 规格 :$25mm 
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( 续 ) 
计量 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 ж тев 
1. 名 称 : РАР СВ wh q 
6 030703001001 碳 钢 阀门 2. JAK: 2100mm + 4 
3. 成 品 安装 
1. 名 称 : 风 管 防火 阀 
7 030703001002 碳 钢 阀门 2. 周 长 : 3500mm T 1 
3. 成 品 安装 
1. 名 称 : 铝 合金 防 雨 单 层 百叶 新 
风口 , 
全 全 个 
8 030703011001 铝 合金 风口 2, 规格 ， 周 长 3260 Á T 1 
З. 成 品 安装 ， 5 
1. 名 合金 叶 回 风口 
9 030703011002 铝 合金 风口 2. iwa + 1 
‚ш 
N : me 合金 方形 散 流 器 
10 | 030703011003 шаг |> 2. с 240mm ЖЭ + 24 
N| 3 成 品 安装 А 
j 
11 | 0307030190014 性 接口 2 起 ас 500mmX 200mm т? ъї 
"A а ы: 帆布 
入 1. 名 称 : 阻抗 复合 消声器 
12 030703020001 消声器 2. 规格 : T701 -6 型 5 # + 1 
3. 制作 安装 
1. 名 称 : 管 式 消声器 
13 030703020002 消声器 2. 周 长 : 3500mm 节 1 
А 1. 绝热 材料 ， 岩 棉 板 ; 
14 | 031208003001 | 通风 管道 绝热 2, 绝热 厚度 ，25mm m 6.86 
1. МЖ. 玻璃 丝 布 
15 | 031208007001 pn аса 2 303.52 
保护 层 з. 层 数 : 一 层 ш A 
4. 对 象 : 通风 管道 
16 030704001001 е 风 管 工程 量 : 通风 系统 系统 1 




















项 目 6 


调 工程 计量 





(2) 任务 二 : 根据 某 办 公 楼 (一 层 部 分 房间 ) 风机 盘 管 工程 的 工程 量 计 算 书 ( 表 6 – 

















6) 和 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 





表 6-9 


分 部 分 项 工程 量 清单 表 


工程 名 称 ， 某 办 公 楼 (一 层 部 分 房间 ) 风机 盘 管 工程 PREL: 第 页 


见 表 6 -9。 





序号 | 项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


计量 
单位 





1 030701004001 


风机 盘 管 


к. 卧 式 风机 盘 管 

. 型 号 ，FP- WAI 

. 规格 : 350 一 2500ms /h 

. 安装 形式 : 吊顶 式 暗 装 

. 减 震 器 、 支 架 形式 、 изү с 


о mm ро ю е 


п 





2 030702001001 | 碳 钢 通风 管道 


. 试 压 要 求 : 按 规范 
aee miia 
zam: Zan 


4. ыле 1000тт 200mm 
JE; 1. 0mm 
P 法 兰 等 附件 及 支架 设计 

厂 配 
7. 接口 形式 ; 1 ш, 









29.40 





3 030703011001 A 


ТИСЕ 
š: ' 
周 长 2400mm 


Kee: 成 品 安装 





4 030703011002 


铝 合金 风口 


名 称 ， 铝 合金 百叶 送 风口 
型 号 ，FQ023 

规格 : 周 长 1300mm 
‚ЖЖ: 成 品 安装 


>= @ > = 





5 030703019001 


柔性 接口 


1. 名 称 ， 软 接口 
2. 规格 ， 1000mmX200mmX200mm 
з. 材质 : 帆布 





6 031001001001 


镀 锌 钢管 


1. 安装 部 位 : 室内 ( 管 井 内 安装 ) 
2. 介质 : 空调 冷 热 水 

3. 规格 : DN100 

4. 连接 形式 ， 螺纹 连接 





031001001002 








镀 锌 钢管 


1. 安装 部 位 ,室内 

2. 介质 ， 空调 冷 热 水 
3. 规格 : DN100 

4. 连接 形式 : 螺纹 连接 
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序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 





1. 安装 部 位 : 室内 
;空调 冷 热 

8 | 031001001003 иш =й жин т 9. 21 

з. 规格 : DN80 


4. 连接 形式 ， 螺纹 连接 





1. 安装 部 位 : 室内 


2. 介质 : 空调 冷 热 水 
9 0010010 5; 3 
9 031001001004 镀 锌 钢管 з. жн. Омо т 5.38 





4. 连接 形式 :螺纹 连接 |, 
1. 安装 部 位 室内 / < Ç - 
2. 介质 : 空调 准 же) 


10 | 031001001005 镀 锌 钢管 m 21.51 








11 031001001006 镀 锌 钢管 56 
^$; 


ж: DN40 





У 
> ч. же, мани 
` — ASE, 
17 Ж 


1. 安装 部 位 ， 
P. 介质 ， s B ok 

2. Mi SWFA 
12 031001001007 4:1 y / 6.84 
А X ы з. 规格 ;SDN32 ™ 


KA~ жир, наж 


х 





XO 1: ЖОНИ, 室内 
2. 介质 : 空调 冷 热 水 
13 031001001008 镀 锌 钢管 з. 规格 : DN25 m 7.44 


3 
4. 连接 形式 ， 螺纹 连接 





装 部 位 : 室内 
质 : 空调 冷 热 水 
格 ，DN20 

接 形式 : 螺纹 连接 


14 031001001009 镀 锌 钢管 m 39.78 


1 
2. 
3. 
4. 





装 部 位 : 室内 
Ж: 空调 凝结 
格 : DN40 

接 形式 ， 螺 纹 连 接 


15 | 031001001010 镀 锌 钢管 





装 部 位 : 室内 
质 : 空调 凝结 水 
ж. DN32 

接 形式 ,螺纹 连接 


16 | 031001001011 镀 锌 钢管 








вао t нау БЕУ ж 


ey pa: ЖЕ 




















项 目 6 通 风 空调 工程 计量 





( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


工程 量 





031001001012 


镀 锌 钢管 


安装 部 位 : 室内 
介质 ， 空调 凝结 水 
规格 : DN25 

连接 形式 : 螺纹 连接 


6.05 





031001001013 


镀 锌 钢管 


安装 部 位 : 室内 
介质 : 空调 凝结 水 
规格 : DN20 


14.43 





031002003001 


# 


连接 形式 : 螺纹 连接 f 
名 称 、 类 型 : 一 般 : © 





20 


031002003002 





яй 
Ё 





21 


031003001001 


Vv 


1. 
2. 
3. 


жи PA: 螺纹 连接 


类 型 газ 
材质 
规 DN20 





S 


Р, 


031003001002 


螺纹 阀门 


1: Ж, ZP 一 05 自动 排 气 
$ 
3. 规格 : DN20 
4. 


ий: 铜 质 


连接 形式 : 螺纹 连接 





23 


031003001003 


螺纹 阀门 


1. 类 型 ，Y 型 过 滤器 
2. Ий: 铜 质 

3. 

4. 连接 形式 : 螺纹 连接 


规格 : DN20 





24 


031003003001 


焊接 法 兰 阀门 


ае ша 


类 型 : 闸阀 
材质 : 铸铁 
规格 : DN50 
连接 形式 : 法 兰 连接 





25 





031003003002 





焊接 法 兰 阀门 





айя 


类 型 : BN 
Ий: 铸铁 
规格 : DN80 
连接 形式 : 法 兰 连接 

















Wiz 安装 工程 计量 与 计价 8 











( 续 ) 
计量 
序号 | 项 目 编码 щнай 项 目 特征 描述 单位 工程 量 
1. 类 型 : 闸阀 
2. 材质 : 铸铁 
26 031003003003 | 焊接 法 兰 阀 门 3. 规格 : DN100 人 2 
4. 连接 形式 : 法 兰 连 接 ( 管 井 内 
安装 ) 
= 金属 
27 031003010001 软 管 2. 规格 : DN20 个 14 


з. ж 螺纹 连接 Ф 


1. 材质 ， & AS 
28 031003010002 软 管 2. 5 DN: AD # 7 
з. 连接 形式 ; 


йи ӨГ 
29 | 031003011001 法 兰 еШ 副 2 
u Аа 形式 ， 平 焊 法 兰 〈 管 井 内 


vw 5 
| а. 材质 ， T xÇ 
































30 | 031003011002 ғ бз 2. 规格 : 副 2 
XS = suk, 爆 法 兰 
:rh ЖЕ їй. 碳 钢 
31 ооойй 法 兰 2. 规格 : DN50 副 2 
£ 3. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 
通风 工程 
3 307 - 程 量 ， 通风 系 多 
32 | 030704001001 检测 、 调 斌 WETHER: 通风 系统 系统 1 








色 小 & 0) 





本 部 分 内 容 分 别 以 编制 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空 调 工程 项 目 分 部 分 项 工程 量 清单 和 
编制 某 办 公 楼 (一 层 部 分 房间 ) 风机 盘 管 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 为 线索 ， 从 识 读 工 
程 图 纸 入 手 , 详细 介绍 了 通风 空调 工程 的 工程 量 计算 规则 、 相 应 的 消耗 量 定额 使 用 注 
意 事项 ， 以 及 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 中 对 应 的 内 容 。 通 过 学 习 本 项 目 内 容 ， 


培养 学 生 独 立 编制 通风 空调 工程 计量 文件 的 能 力 。 





项 目 6 02883 





@ 自 测 练习 站) 


、 单 项 选择 题 

1 整体 式 空调 机 组 安装 ， ) 为 计量 单位 。 

A. 6 B. е c. 个 D. +£ 

2 中央 空调 系统 中 的 核心 组 成 部 分 是 C ), 

A. 空气 处 理 设备 B. 空气 净化 设备 

C. 空气 洗涤 设备 D. 空气 加 热处理 设备 

3. 风机 盘 管 系统 为 Ys 

A. 半 集 中 式 空调 系统 B. 集中 式 空调 系统 

C. 局 部 空调 机 系统 D. 分 孝 式 空调 系统 

4. 空调 工程 水 管 安装 应 执行 ( ) 定额 。 ¿2 ` 

А. 第 七 册 В. 第 八 册 Ġ ж ~ D. 第 十 册 

5. 风机 盘 管 的 送 吸 风 连 接管 ， 按 相应 风 管 ТҮҮ (ә, 

А. 0.6 В. 0.8 „ўч D; 1.1 

6. 风 管 长 度 一 律 以 施工 图 中 心 线 长 度 为 从、 жел ( ) 的 长 度 。 

A. ўж B. 三 通 A NWS С. ЖФ D. n 

т. MAAA AA C Эшда. 

А. 钢板 厚度 B. ARRAK б, жаш D. 截面 面积 

в. 计算 风 管 长 度 时 ， 天 疗 站 方 应 按 ( ) АЖ. 

A kko — 气 B- 小 头 口径 sC. 图 管 D. 方 管 

о. 通风 系统 采 用 源 缩 管 均 匀 送 风 时 ， 国 形 风 管 采用 ( O 计算 工程 量 。 

A 大 头 直径 D B 小 头 直径 С 平均 直径 D. 平均 面积 

10. 风口 的 党 与 长 之 比 小 于 或 等 于 ( O 为 条 缝 形 风口 ， 执 行 百叶 风口 定额 ， 人 工 
乘 以 系数 1.1。 

A, 1 B. 0.5 С. 0.25 D. 0. 125. 

二 、 判 断 题 


1. 在 通风 空调 工程 量 计算 中 ， 风 管 长 度 一 律 以 施工 图 示 中 心 线 长 度 为 准 (主管 与 支 
管 以 其 中 心 线 交点 划分 )， 和 包括 谊 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地方 等 管件 的 长 度 ， 但 不 包括 


风 阀 、 消 声 器 等 部 件 所 占 长 度 。 ( ў 
2. 风 管 制作 安装 以 施工 图 规格 不 同 按 展 开 面 积 计算 ， 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风 
Шон ( ) 
. 整个 通风 系统 设计 采用 渐 缩 管 均匀 送 风 者 ， 圆 形 风 管 按 平均 直径 、 矩 形 风 管 按 平 
йй. ( ) 
4. VAV 变 风 量 末端 装置 适用 于 单 风 道 变 风 量 末 端 和 双 风 道 变 风 量 末端 装置 ， 风 机 动 
力 型 变 风 量 末 端 装 置 人 工 乘 以 系数 1.1。 ( ) 
5. 风机 盘 管 连接 管 以 “m” 为 计量 单位 ， 套 用 第 七 册 相应 定额 。 ( ) 

6. 风机 盘 管 安装 按 安 装 方式 不 同 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 ( ) 

7. 镀 锌 薄 钢 板 法 兰 风 管制 作 安 装 定额 包括 法 兰 及 加 固 框 制作 安装 。 ( 


MDZ 2s ШЛУ 


8. 空调 水 管道 安装 均 以 管道 中 心 线 长 度 计算 延 长 米 ， 不 扣除 管件 、 阀 门 及 各 种 附件 


所 占 长 度 。 ( ) 
9. 通风 空调 工程 的 保温 、 防 腐蚀 、 绝 热 部 分 不 计 取 高 层 建筑 增加 费 。 ( ) 
10. 空调 冷 热 水 钢管 与 空调 凝结 水 管道 安装 执行 同一 个 定额 项 目 。 ( ) 
П. 帆布 软 管 定 人 额 单 位 为 “m2”， 执 行 柔性 软 风 管 安 装 定额 。 ( ў 
12. 第 七 册 定 额 脚 手 架 搭 拆 费 按 定额 人 工 费 的 4% 计 算 ， 其 费用 中 人 工 费 占 35%. 
ú j 
13. 通风 空调 系统 调整 费 按 系统 工程 人 工 费 7% 计 取 ,其 费用 中 人 工 费 占 35%。 
( у 
14. 通风 空调 工程 的 建筑 物 超 高 增加 费 取 人 工 费 的 7 。 ( 
15. 通风 工程 检测 、 调 试 清单 项 目 包括 通风 工程 检测 /调试 、 风 管 漏 光 试 验 / 漏 风 试 验 
2 个 分 项 工程 项 目 。 , К € 5 
三 、 计 算 题 AN、 


图 6-40 为 菜单 位 办 公 室 每 过 性 空调 工程 项 目 。 请 在 认 贵 识 读 该 工程 项 目 图 纸 的 前 提 
下 ， 计 算 该 项 目的 工程 量 ， 编 制 其 分 部 分 项 工程 量 清音、 
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(b) [一 [剖面 图 
图 6-40 某 单位 办 公 室 舒适 性 空调 工程 平面 图 和 剂 面 图 
1. 工程 概况 


图 中 1 为 新 风机 组 (规格 为 3000ms/h)， 长 1100mm; 2 为 阻抗 复合 消声器 ， 规 格 为 
1760mmX500mm (Н); 3 为 密闭 对 开 多 叶 调 节 阀 ,规格 为 430mmX430mm， 长 200mm; 








4 为 百叶 新 风口 ， 规 格 为 430mmX 430mm; 5 AMEN., 规格 为 240mm X 240mm, Ë 
150mm; 6 为 方形 散 流 器 ， 规 格 为 240mmX240mm。 以 上 设备 及 配件 均 为 成 品 安装 。 风 
管 采用 镀 锌 薄 钢 板 ， 板 厚 为 0.75mm， 咬 口 连接 。 

2. 工作 任务 

(1) 按照 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 ) (SD 02 一 31 一 2016) 的 有 关内 容 ， 计 算 工 
程 量 。 
(2) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规范 )》 (GB 50856 一 2013) 附录 G, 编制 
该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 


ОРЕ] 
[| 

【项 目 6 自 测 
练习 答案 】 





工业 管道 工程 计 


< 

1. 了 解 工 业 管道 工程 识 图 的 基本 知识 ， gos: 识 读 工业 管道 工程 施工 图 ， 为 工程 计 
量 黄 定好 基础 。 

2. 熟悉 工业 管道 工程 消耗 量 定 SO 

з. 掌握 工业 管道 工程 量 计算 规则 熟练 计算 工业 管道 工程 的 工程 量 。 

ЧИШ > И. aaa 
清单 。 


Fasz aat X | 


1. 采用 多 多 种 信息 化 教学 手段 /以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 工业 管道 工程 消耗 
量 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 。 

2. 以 实际 工程 为 载体 ， 讲 解 工业 管道 工程 量 计算 规则 、 工 程 量 清单 项 目 设 置 的 内 容 
及 工程 量 清单 的 编制 方法 。 
Ф 工作 任务 


YY 


依据 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 》 (GB 50856 一 2013) 等 资料 及 施工 平面 图 、 剖 面 图 ， 绘制 下 面 菜 工厂 油泵 车 间 工 业 
管道 安装 工程 的 系统 图 ， 计算 其 工程 量 ， 并 编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 情况 如 下 。 

图 7 一 1 一 图 7 一 3 为 济南 市 某 工厂 油泵 车 间 工 业 管 道 安装 工程 施工 图 。 

(1) 管道 采用 热 轧 无 颖 钢管 ,手工 电弧 焊接 焊 颖 不 进行 无 损 探 伤 ， 公称 压力 为 
1. 6MPa， 要 求 进行 压缩 空气 吹 扫 和 液压 试验 。 

(2) 管道 中 的 阀门 分 别 为 法 兰 截止 间 (J41T -1.6)、 法 兰 止 回 间 (H44T-1.6), £ 
用 碳 钢 平 焊 法 兰 连 接 。 三 通 主 管 现场 挖 眼 制作 ,大 小 头 为 成 品 大 小 头 ， 谊 头 为 成 品 冲压 
Fk. 


项 目 7 TUEUR 





(3) 管道 支架 综合 计算 后 共计 86kg。 
(4) 管道 及 管道 支架 人 工 除 微 锈 后 ， 刷 红 丹 防 锈 漆 二 遍 ， 再 刷 调和 漆 二 遍 。 
未 尽 事宜 ， 按 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执行 。 


Ози }й—— 


法 兰 挠 性 短 管 
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图 7-2 油泵 车 间 管 道 布置 平面 图 
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ЖЕШ 工业 管道 工程 相关 知识 


1. 工业 管道 工程 的 定义 

工业 生产 中 用 来 把 单个 机 械 设备 或 车 间 连 接 成 完整 的 生产 工艺 系统 的 管道 ， 称 为 工 
业 管 道 。 

工业 管道 工程 在 工业 建设 中 占有 非常 重要 的 地 位 ， 特 别 是 在 石油 化 工 、 治 金工 业 中 尤 
为 突出 。 在 一 个 大 中 型 综合 性 的 安装 工程 中 ， 除 了 成 群 高 大 的 设备 外 ,最 多 的 就 是 密 
行 的 工业 管道 。 它 们 从 地 下 到 高 空 ， 从 厂 内 到 厂 外 ， 交 错 纵横 ， 把 厂区 各 个 生产 装置 、 各 
个 工段 、 各 种 大 小 不 同 的 设备 连接 起 来 ， 形 成 一 个 有 机 的 整体 ， 如 图 7 -4 所 示 。 














(a) 某 设备 工业 管道 (模型 ) (b) 某 石化 厂 工业 管道 
图 7-4 工业 管道 


272 


项 目 7 


道 安装 工程 所 需 的 各 种 管材 、 阀 门 、 法 兰 和 管件 等 ， 绝 大 多 数 价格 都 比较 高 


工业 管 
重 


它们 都 以 主 材 的 形式 计 和 安装 工程 直接 费 ， 在 整个 安装 工程 费用 中 占 很 大 比重 。 


2. 工业 管道 工程 用 管材 的 种 类 
工业 管道 工程 用 管材 种 类 较 多 (图 7-5)， 其 中 无 颖 钢管 使 用 较 多 ,在 规格 表示 上 ， 


无 颖 钢管 以 “外 径 X 壁 厚 ” 表 示 ， 如 $108 X4 表示 无 缝 钢管 外 径 为 108mm， 管 壁 厚度 


























为 4mm, 
ии rura un 
黑色 金属 管材 有 缝 钢管 
2 .钢管 | mey 
үү 合金 无 缝 钢管 
金属 管材 жён [атат 
1. 铝 管 KEANE 
有 色 金 жн | 2. 铜 管 i 
3. 钛 管 x 
1. 塑 料 管 ， 硬 聚 氧 乙烯 管 (UPVC)、 Aaen R)» 
管 聚 乙烯 管 (PE-X)、 хее A 
ы) 2 玻璃 钢管 x 
яч FOREM 4 Уер А 
类 4. 混 凝 土管 “ү 
5.634 \ \ 
ещн [тшше 人。 R 2 
复合 管材 | ару ‚ Бы 
1. К 
、 其 他 管材 【无 继 钢 管制 作 
59 工艺 动画 】 
x 
3: 工业 管道 工程 常用 管件 M 


工业 管道 管件 主要 包括 村 头 (ФЕ. жи. 焊接 弯 头 )、 三 通 〈 四 通 ) RAR (又 
称 大 小 头 )、 管 接头、 FE, NEDA BERIS. 
D 弯 头 


弯 头 按 制造 方法 可 分 为 以 下 几 种 。 
(1) MERK, MELEZ: 直径 二 200mm， 直 接 用 无 缝 钢管 压制 ， 


需 焊 接 ， 如 图 7-6 所 示 。 


一 次 成 形 , 不 


图 7-6 MESA 
(2) 爆 制 弯 头 。 用 管材 直接 爆 制 而 成 ,一 般 用 于 小 口径 或 弯曲 半径 没有 要 求 的 管道 
G) 焊接 弯 头 。 用 钢板 卷 制 或 用 钢管 焊接 (俗称 虾 壳 弯 ) 制 成 ， 如 图 7-7 所 示 。 


2) 现场 摔 制 大 小 头 
所 谓 现场 摔 制 大 小 头 就 是 缩 口 ， 将 大 口径 管 的 一 端 加 热 到 红 热 状 态 ， 
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图 7-7 RESA 
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3) 主管 挖 眼 三 通 
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4. 常用 法 兰 、 垫 片 及 螺栓 _ 
D 法 兰 种 类 (图 7-8 MEIT 











法 兰 垫 片 种 类 较 多 ,常用 的 有 橡胶 石棉 垫 片 、 橡 胶 垫 片 、 塑 料 垫 片 等 ， 如 图 7 -10 


ж. N 
А 
N 平面 法 兰 
ФИ] ОЛ 
ч ШЕЕ 
平 焊 法 兰 
四 按 连接 形式 对 爆 法 兰 йл еШ. 
管 口 翻 边 活动 法 苦 
нини [ован з 
шур. ЧН 
图 其 他 法 兰 ， 对 香 翻 边 短 管 活动 法 兰 、 插 入 焊 法 兰 、 
铸铁 两 半 式 活 法 兰 、 法 兰 前 
图 7-8 法 兰 种 类 
2) 法 兰 垫 片 
所 示 。 
3) 螺栓 螺母 





所 谓 主管 控 限 三 通 ， 就 是 直接 在 主 于 管控 个 洞 接 上 分 支管， 
FP 


5.5 


(а) 平 焊 法 兰 


(b) 翻 边 活动 法 兰 


| 3 


OES 
7-9 法 兰 举例 


工业 管道 法 兰 用 螺栓 分 单 头 螺栓 和 双 头 螺栓 两 种 ， 如 图 7- 11 所 示 。 


项 目 7 тезата 








(а) 橡胶 石棉 垫 片 (b) 橡胶 热 片 (с) 塑料 垫 片 
图 7-10 法 兰 垫 片 





(a) 单 头 螺栓 (b) RARES (с) 螺母 
аъ ы 

5. 管道 压力 试验 - 

在 一 个 工程 项 目 中 ， жж КӨР Үй ЧЕЖЕ ЛЕ КЕ 以后， 就 要 按 设计 规定 对 管道 进行 
系统 强度 试验 和 气 密 性 试验 ,~ 其 目的 是 检查 管道 承受 压 力 情 况 和 各 个 连接 部 位 的 严 

管道 压力 试验 可 分 为 液压 试验 SITRER EN E, 常用 水 压 试 验 ) 和 气压 试验 

(用 于 输送 气 体 介质 的 管道 》 两 种 。 

6. 管道 次 扫 与 清洗 - 

管道 安装 完 后 ， Wein инн 般 是 用 压缩 空气 吹 除 或 水 冲洗 , 统称 为 吹 
洗 。 常 用 方法 有 水 冲洗 、 空 气 吹 扫 、 茹 汽 吹 扫 、 油 清洗 (适用 于 大 型 机 械 的 润滑 油 、 密 封 
油 等 油管 道 系统 的 清洗 )、 Eee ( 除 掉 管内 的 油 迹 ) 等 。 

7. 焊 口 热处理 

焊 口 热处理 包括 焊 前 预 热 和 焊 后 加 热 ， 是 为 了 降低 焊 颖 的 冷却 速度 ， 防 止 接头 生成 淳 
硬 组 织 ， 产 生冷 橡 纹 的 一 种 工艺 手段 。 

8. 无 损 探 伤 

тиан иы фын. 检查 材料 的 内 在 或 表面 缺陷 ， 或 测定 材料 
的 某 些 物 理 量 、 性 能 、 组 织 状 态 等 的 检测 技术 。 无 损 探 伤 广泛 用 于 金属 材料 、 非 金属 材 
料 、 коюл 以 及 一 些 电子 元 器 件 的 检测 。 常 用 的 无 损 检 测 技术 有 射线 探伤 、 
超声 检测 、 声 发 射 检测 、 渗 透 探 伤 、 磁 粉 探伤 等 。 
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(2 工业 管道 图 示 注 意 事项 


1. 管件 单线 图 的 表示 方法 
弯 头 、 三 通 、 大 小 头等 常用 管件 单线 图 表示 方法 ， 如 图 7-12 所 示 。 
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图 7- 12 工业 管道 管件 单线 图 的 表示 方法 
2. 阀门 АМ 
БОЕ Ж | k m Ж ARRIA 如 图 7-13 所 示 。 
[ТИЛ A EN 
А | Жї ü 8 
总 | K КУТ Т. 0 
图 | 正 立 面 图 卡 正 立 面 图 А A Wini 正 立 面 图 | 正 立 面 图 左 侧 面 图 右 侧面 图 
“© | +O O | +O 
平面 图 平面 图 平面 图 平面 图 
未 表示 手 轮 | 表示 手 轮 未 表示 手 轮 表示 手 轮 

















图 7-13 阀门 单线 图 的 表示 方法 


з. 管道 重 又 的 表示 方法 
管道 重生 的 表示 方法 如 图 7 一 





о! 
2 О? 
正 立 面 图 左 侧面 图 
1 2 1 
平面 图 
(a) 西根 直 管 在 平面 图 上 的 重生 
图 7-14 


14 和 图 7-15 所 示 。 
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2 О? 
3 оз 
4 O04 
正 立 面 图 左 侧 面 图 
ic Фе i а озсо 
平面 图 
(b) 四 根 直 管 在 平面 图 上 的 重重 
管道 在 平面 图 上 重叠 的 表示 方法 


项 目 7 теза те 





10203 а узу: бобо 





i 8 i 2 1 正 立 面 图 左 侧面 图 
5 = OO 

正 立 面 图 左 侧面 图 4 

3 
2 

2 

1 

平面 图 平面 图 
(a) 两 根 直 管 在 正 立 面 图 上 的 重 芋 (b) 四 根 直 管 在 正 立 面 图 上 的 重 登 


图 7-15 管道 在 立 面 图 上 重叠 的 表示 方法 
4. 管道 交叉 的 表示 方法 
管道 交叉 的 表示 方法 如 图 7 一 16 所 示 。 
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(а) 单线 图 的 交叉 S ҳум (b) 双 线 图 的 交叉 
87-16 管道 交叉 的 表示 方法 


7.2 工业 管道 工程 量 计算 


ЛЛ 工程 量 计算 及 消耗 量 定额 应 用 


工业 管道 工程 使 用 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》(SD 02 一 31 一 2016) 第 八 册 。 该 册 
定额 适用 于 厂区 范围 内 的 车 间 、 装 置 、 站 、 锥 区 及 其 相互 之 间 各 种 生产 用 介质 输送 管道 ， 
厂区 第 一 个 连接 点 以 内 的 生产 用 (包括 生产 和 生活 共用 ) 给 水 、 排 水 、 
蒸汽 、 燃 气 等 输送 管道 的 安装 工程 。 其 中 给 水 以 人 口水 表 井 为 界 ; 排水 
以 J 
门 ) 



































区 围墙 外 第 一 个 污水 井 为 界 ; 蒸汽 和 燃气 以 入 口 第 一 个 计量 表 С 
为 界 ; 锅炉 房 、 水 泵 房 以 墙 皮 为 界 。 

工业 管道 压力 等 级 的 划分 : 

低压 : 0<P<1. 6МРа; (BAW) 】 


© 








EI Гаа ЙУ 

ҤЕ: 1.6<P=<10MPa; 

高 压 : 10MPa< P<42MPa, 

蒸汽 管道 P>>9MPa、 工 作 温 度 三 500 人 时 为 高 压 。 

1. 管道 安装 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 管道 安装 按 不 同 压力 、 材 质 、 连 接 形式 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 定 额 的 管 
原 是 考虑 了 压力 等 级 所 涉及 的 壁 厚 范 围 综 合 取 定 的 。 执 行 定额 时 不 区 分 管道 豆 厚 ， 均 按 工 
作 介质 的 设计 压力 及 材质 、 规 格 执行 定额 。 

(2) 各 种 管道 安装 工程 量 ， 按 设计 管道 中 心 线 以 “延长 米 ”计算 ， 不 扣除 阔 门 及 各 种 
管件 所 占 长 度 。 

(3) 加 热 套 管 安装 内 、 外 管 分 别 计算 工程 量 ， 执行 相应 定额, 

(4) 金属 软 管 安装 按 不 同 连接 方式 ， 以 “ 根 ”为 计量 单位 

(5) 钢 套 管 预制 直 埋 保温 管 管 径 以 介质 管道 内 管 ) wa. РРР 
管道 安装 工程 量 扣除 管件 、 附 件 、 阅 门 实际 所 占 长 度 后 ， 另 加 4% 损耗 计算 ， 

2) жшт S 

(1) 碳 钢 管 适用 于 焊接 钢管 、 无 缝 钢管 „мына, 碳 钢板 卷 管 安装 适用 于 普通 碳 
Өк ы. 铜 管 适用 于 紫铜 \ 黄 铜 、 青 铜 管 。 

D 管道 安装 定额 中 除 另 有 说 明 外 不 包括 件 连接 、 阀 门 安装 、 法 兰 安装 、 管 道 压力 
试验 、 吹 扫 与 清洗 、 糙 口 无 损 检 测 SR А, Айй, BEWA, ЭБИТ, ТШ Ж 
刷 架 制作 与 安装 、 穿 墙 套 管制 作 与 安装 等 内 容 ， 应 执行 欠 及 有 有 关 章 节 相 应 项 目 ， 

(3) 衬里 管道 预制 安装 ”管件 按 成 品 ， E MEDIANE IEKE EANA > 考虑， 定额 中 包括 
了 直 管 、 管 件 法 兰 i hg mnsa то, 但 不 包括 衬里 及 场 外 
运输 。 У 

(4) @й Г Ый жиляй фол. 埋 地 管道 ， 主 材 用 量 , 按 施工 图 
ИШЕНИ ЕЙРЕНУ. 

(5) 法 兰 连续 金属 软 管 安装 ,包括 一 副 法 兰 用 螺栓 的 安装 ， 螺 栓 材 料 量 按 施工 图 设计 
用 量 加 规定 的 损耗 量 计算 。 

2. 管件 连接 

1) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 各 种 管件 连接 均 按 不 同 压力 、 材 质 、 连 接 形式 ， 不 分 种 类 ， 以 “10 个 ”为 计量 
单位 。 

(2) 各 种 管道 在 主管 道上 挖 眼 接管 三 通 、 摔 制 异 径 管 ， 应 按 不 同 压力 、 材 质 、 规 格 执 
行 管件 连接 相应 项 目 ， 不 另 计 制作 费 和 主 材 费 。 

(3) 挖 眼 接管 三 通 支 管 管 径 小 于 或 等 于 主管 径 1/2 时 ， 按 支管 管 径 计算 管件 工程 量 ， 
支管 管 径 大 于 主管 径 1/2 时 ， 按 主管 径 计算 管件 工程 量 ; 在 主管 上 挖 眼 焊接 管 接 头 、 凸 台 
等 配件 ， 按 配件 管 径 计算 管件 工程 量 ， 摔 制 异 径 管 按 大 口径 计算 管件 工程 量 。 

(4) 定额 中 已 综合 考虑 了 弯 头 、 三 通 、 异 径 管 、 管 帽 、 管 接头 等 管 口 含量 的 差异 ， 使 
用 定额 时 按 设计 用 量 ， 不 分 种 类 ， 执 行 同 一 定额 。 

(5) 成 品 四 通 的 安装 可 按 相应 管件 连接 定额 乘 以 1. 40 的 系数 计算 。 

(6) 全 加 热 套 管 的 外 套 管件 安装 ， 定 额 按 两 半 管件 考虑 的 ， 包 括 两 个 纵 链 和 两 个 环 


























项 目 7 
锋 。 全 加 热 套 管 的 外 套 两 半 封 闭 式 短 管 执 行 加 热 外 套 碳 钢管 件 〈 两 半 ) (电弧 焊 ) 、 加 热 外 
套 不 锈 钢 管件 (两 半 ) (电弧 焊 ) 项 目 。 
(7) 半 加 热 外 套 管 摔 口 后 焊 在 内 套 管 上 ， 每 个 焊 口 按 一 个 管件 计算 。 外 套 碳 钢管 如 焊 
在 不 锈 钢管 内 套 管 上 时 ， 焊 口 间 需 加 不 锈 钢 短 管 衬 垫 ， 每 个 焊 口 按 两 个 管件 计算 ， 衬 垫 短 
管 按 设计 长 度 计算 。 如 设计 无 规定 时 ， 按 50mm 长 度 计算 其 价值 ， 如 图 7-17 所 示 。 











计 2 个 管件 
计 1 个 管件 


不 锈 钢管 


计 ! 个 管件 不 锈 钢 短 管 计 2 个 管件 








了 
图 7-17 关于 加 热 套 管 的 计算 
应 用 说 明 

үе КЕННЕ 固定 支架 、 滑 动 支架 及 补偿 器 ， 所 有 管件 、 附 件 
等 均 按 成 品 件 考虑 套用 定额 时 ， 征 管件 、 附 件 均 以 介质 管道 《内 管 》 管 径 为 准 ， 外 套 管 接口 
以 外 管 管 径 为 准 。 

(2) 钢 套 钢 预 制 直 埋 保温 管 管件 接头 的 除 链 。 刷 油 (防腐 )、 绝 热 补 口 工 作 ， 按 发 生 
数量 套用 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝热 工程 ) 》 相 应 定额 项 目 ， 其 中 刷 油 (防腐 )、 绝 热 
定额 人 工 、 机 械 乘 以 系数 2.0， 材 料 乘 以 系数 1. 20。 3 

(3) 在 管道 上 安装 的 仪表 天 次 部 件 ， 执行 本 项 目 管件 连接 相应 项 目 定额 乘 以 系数 0. Т. 

(4) 仪表 的 温度 计 扩大 管制 作 与 安装 ， 执 行 本 项 目 管件 连接 相应 
СБ) 焊接 讶 板 执行 本 项 目 管件 连接 相应 项 目 定 额 乘 以 系数 O. 6. НЕНИН 焊接 管 


їп (椭圆 形 管 ; 封 头 ) 直接 套用 管件 连接 定 条 项目 , 无 须 调整 。 关 于 管 帽 、 焊 接 盲 板 的 计算 
Ш 7-18 所 未 | А 
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焊接 盲 板 
С" аав" 


注意 ; 焊接 讶 板 执行 本 项 目 管件 连 
ЕА il tl 






额 乘 以 系数 0.6， 且 计 主 材 费 ; 
接 定额 项 目 ， 不 需 调 整 。 


图 7-18 关于 管 帽 、 焊 接 盲 板 的 计算 

3. 阀门 安装 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 各 种 阀门 按 不 同 压力 、 连 接 形式 .以 “个 ”为 计量 单位 。 
(2) 各 种 法 兰 阀 门 的 安装 与 配套 法 兰 的 安装 ， 分 别 计算 工程 量 。 


安装 工程 计量 与 计价 





(3) 阀门 安装 中 螺栓 材料 量 按 施工 图 设计 用 量 加 规定 的 损耗 量 计算 。 

Сд) 减 压 阀 安 装 按 高 压 侧 直径 执行 相应 定额 。 

2) 定额 应 用 说 明 

d) 阀门 安装 包括 低 、 中 、 高 压 管道 上 的 各 种 阀门 安装 ， 也 适用 于 螺纹 连接 、 焊 接 
(对 焊 、 承 插 焊 ) 或 法 兰 连 接 形式 的 减 压 冰 、 朴 水 阀 、 除 污 器 、 阻 火器 、 罕 视 镜 等 的 安装 ， 
WA 7 -19 所 示 。 


砾石 阻 火器 网 形 阻 火器 ”波纹 阻 火器 К, 8: " & 


(a) 阻 火器 (b) nni 
图 7-19 ШАУ С 


(2) 本 项 目 各 种 阀门 安装 (调节 阀门 除外 ) 均 包括 帝 体 压力 试验 和 密封 试验 工作 内 
容 ， 执行 本 项 目 中 的 项 目击 不 因 现 场 情况 不 同 而 调整 阀门 党 体 





а N 压力 试验 和 密 持 试验 是 按 术 考虑 的 ， 如 设计 要 求 其 他 介质 ， 可 按 
et. 实 计算 。 N 
回 (3) ТТ 
RAILA, AFRA] 料 更 换 工作 内 容 。 x Жү, 





(4) 仪表 流量 计 安 装 ， 执行 阀门 安装 相应 项 目 定额 乘 以 系数 0.6。 

(5) 限 流 孔 板 、 八字 衣 板 执行 阅 门 安装 相应 项 目 定额 乘 以 系数 0. 4. 

(6) 法 兰 阀 门 安装 包括 一 个 垫 片 和 一 副 法 兰 用 螺栓 的 安装 。 

Ст) 焊接 阀门 是 按 碳 钢 焊接 编制 的 ， вит, 焊 材 可 替换 ， 消 耗 量 不 变 。 

(8) 法 兰 网站 安装 使 用 执 片 是 按 石棉 橡 胺 板 考虑 的 ， 实际 施工 与 定额 不 同时 ， 可 
替换 。 

(9) 齿轮 、 液 压 传动 、 电 动 阀门 安装 已 包括 齿轮 、 液 压 传动 、 电 动机 安装 ,检查 接线 
执行 其 他 册 相 应 定额 。 

4. 法 兰 安装 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 各 种 法 兰 安装 按 不 同 压力 、 材 质 、 连 接 形式 和 种 类 ,以 “ 副 ” 为 计量 单位 。 

(2) 法 兰 安装 中 的 螺栓 材料 量 按 施工 图 设计 用 量 加 规定 的 损耗 量 计算 。 

2) 定额 应 用 说 明 

d) 各 种 法 兰 安装 ,消耗 量 中 只 包括 一 个 垫 片 和 一 副 法 兰 用 的 螺栓 。 

(2) 法 兰 安装 使 用 垫 片 是 按 石棉 橡胶 板 考虑 的 ， 实 际 施工 与 定额 不 同时 ， 可 替换 。 

(3) 法 兰 安装 不 包括 安装 后 系统 调试 运转 中 的 冷 、 热 态 紧 固 内 容 ， 发生 时 可 另行 
计算 。 

(4) 全 加 热 套 管 法 兰 安装 ， 按 内 套 管 法 兰 直径 执行 相应 项 目 ， 定 额 乘 以 系数 2. 0。 

(5) 中 压 螺 纹 、 平 焊 法 兰 安装 ， 按 相应 低压 螺纹 、 平 焊 法 兰 项 目 乘 以 系数 1.2， 螺 栓 
规格 数量 按 实 调整 。 
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(6) 与 设备 相连 接 的 法 兰 或 管 路 末端 盲 板 封闭 的 法 兰 安装 以 “ 片 ” 为 单位 计算 时 ， 执 
行 相 应 项 目 乘 以 系数 0. 61， 螺 栓 数 量 不 变 ， 如 图 7 -20 所 示 。 


设备 外 接管 







设备 自身 


所 带 短 管 法 兰 安装 以 “ 片 ”为 单位 计算 时 ， 


执行 相应 项 目 乘 以 系数 0.61 


图 7-20 与 设备 相连 接 的 法 兰 计算 


(7) 节 流 装置 ， 执 行 法 兰 安装 相应 项 目 、 定 额 乘 以 系数 0.7。 

(8) 焊 环 活动 法 兰 安装 执行 翻 边 活动 法 兰 安装 相应 项 目 ， 翻 边 短 管 更 换 为 焊 环 。 

(9) 法 兰 盲 板 ( 即 法 兰 盖 ) 只 计算 主 材 ， 安装 已 包括 在 单 片 法 兰 安装 工作 内 容 中 ， 如 
图 7 一 21 所 示 。 NAN < 





计 1 片 法 兰 ( 套 定额 时 X0.61)， 法 兰 盖 不 套 定额 ， ОЕШ 


图 7-21 关于 法 兰 盖 的 计算 


5. 管道 压力 试验 、 吹 扫 与 清洗 

1) 工程 量 计算 规则 

d) 管道 压力 试验 、 歇 扫 与 清洗 按 不 同 的 压力 、 规 格 ， 不 分 材质 以 “100m” 为 计量 单位 。 

(2) 泄漏 性 试验 适用 于 输送 剧 毒 、 有 毒 及 可 燃 介质 的 管道 ， 按 压力 、 规 格 , 不 分 材质 
以 “100m” 为 计量 单位 。 

2) 定额 应 用 说 明 

(1) 管道 液压 试验 是 按 普通 水 考虑 的 ， 如 试 压 介质 有 特殊 要 求 ， 介 质 可 按 实 调整 。 

(2) 定额 内 均 已 包括 用 空 压 机 和 水 泵 作 动 力 进行 试 压 、 吹 扫 、 清 洗 管道 时 连接 的 临时 
管线 、 盲 板 、 阀 门 、 螺 栓 等 材料 瓜 销 ; 不 包括 管道 之 间 的 串通 临时 管线 及 管道 排放 点 的 临 
时 管线 ， 其 工程 量 应 按 施工 方案 男 行 计算 ， 计 入 措施 项 目 费 内 。 

(3) 液压 试验 和 气压 试验 都 已 分 别 包括 强度 试验 和 严密 性 试验 工作 内 容 。 

(4) 管道 油 清洗 项 目 适用 于 传动 设备 输送 油管 道 的 油 冲洗 ， 按 系统 循环 法 考虑 ， 包 括 
油 冲 洗 、 系 统 连 接 和 滤 油 机 用 橡胶 管 的 捧 销 。 但 不 包括 管内 除 锈 ， 发 生 时 另行 计算 。 

















Wiz 安装 工程 计量 与 计价 7 SA 
6. 无 损 检测 与 焊 口 热处理 
1) 无 损 检测 
(1) 工程 量 计算 规则 。 


中 管材 表面 磁粉 探伤 和 超声 波 探 伤 ， 不 分 材质 、 壁 厚 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 
加 ЕХ 射线 、y 射线 探伤 ， 按 管 壁 厚 不 分 规格 、 材 质 ， 以 “10 张 ” (胶片 ) 为 计量 


单位 。 
O 焊 缝 超声波 、 磁 粉 及 渗透 探伤 ， 按 管道 规格 不 分 材质 、 壁 厚 ， 以 “10 п” 
单位 。 
@ 计算 XE, y 射线 探伤 工程 量 时 ， 按 管材 的 双 壁 厚 执行 相应 定额 项 目 。 
fa aa A Y 入 


无 缝 钢管 $8630X10， 需 进行 X 射线 无 损 检验 。 ania 80mmX 300mm, #& 
用 定额 时 应 按 厚 度 2X10 二 20(mm) Ж. кка 10; 切记 不 可 按 壁 厚 10mm, 
而 选用 了 8 -6 -9 定额 子 目 。 


(2) 定额 应 用 说 明 。 村 

OR ТТ Зе 

кыны мас ы-у WAERED ERITH. 

© 无 损 探伤 定 RA 合 考 реки Ж. хрлате, 均 不 再 
计 超 高 费 。 XV. 
D 管道 焊 颖 应 ЖООЛУ ЛС: ТГ 当 设计 无 规定 时 ， 管 
道 烛 继 的 射线 探伤 检验 比例 应 符合 规范 规定 。 管 口 射线 探伤 胶片 的 数量 按 现场 实际 拍片 张 
数 计算 。 计算 拍片 数量 应 考虑 胶片 的 搭 接 长 度 ， ”设计 没有 明确 规定 时 ， 一 般 按 每 边 预 久 
25mm 计 。 ` 


SS-、 











fa 举例 说 明 > 

按 前 一 合子 计算 拍片 工程 量 ， 应 为 : (630X3.14) 二 (300 一 2X25) 一 7.91( 张 )， 应 采 
ЖЖЖ. 取 8 张 。 

注意 : 一 定 要 以 每 个 焊 口 计算 ,不 要 以 全 部 焊 颖 的 总 长 度 计 。 


2) 预 热 与 热处理 、 硬 度 测定 

(1) 工程 量 计算 规则 。 

O 焊 前 预 热 和 焊 后 热处理 ， 按 管道 不 同 材质 、 规 格 及 施工 方法 以 “10 口 ”为 计量 
单位 。 

@ 硬度 测定 是 以 测定 点 的 多 少 ， 以 “10 个 点 ”为 计量 单位 。 

(2) 定额 应 用 说 明 。 

O 热处理 的 有 效 时 间 是 依据 《工业 金属 管道 工程 施工 规范 》 ССВ 50235—2010) 所 规 
定 的 加 热 速 率 、 恒 温 时 间 及 冷却 速率 公式 计算 的 ,并 考虑 了 必要 的 辅助 时 间 、 拆 除 和 回收 
材料 等 工作 内 容 。 

















项 目 7 


© 电 加 热 片 、 电 阻 丝 、 电 感应 预 热 及 后 热 项 目 ， 如 设计 要 求 焊 后 立即 进行 热处理 ， 
预 热 及 后 热 项 目 定额 乘 以 系数 0. 87。 
© 用 电 加 热 片 加 热 进 行 焊 前 预 热 或 焊 后 局 部 热处理 时 ， 如 要 求 增加 一 层 石 棉布 保温 ， 
石棉 布 的 消耗 量 与 高 硅 GO 布 相同 ， 人 工 不 再 增加 。 
@ 用 电 加 热 片 或 电感 应 法 加 热 进行 焊 前 预 热 或 焊 后 к" 除 石棉 布 
MAE O 布 为 一 次 性 消耗 材料 外 ， 其 他 各 种 材料 均 按 摊 销 量 计 人 定 
© 电 加 热 片 是 按 履 带 式 考虑 的 ， 如 与 实际 不 符 时 可 按 实 调整 。 
© 预 热 及 热处理 项 目 中 不 包括 硬度 测定 。 硬 度 测定 适用 于 金属 管材 测定 硬度 值 ， 它 
包括 硬度 测定 和 技术 报告 等 内 容 。 
7. 其 他 
Е 包括 管道 支架 制作 安装 ， 管 口 
焊接 充 氯 保护 及 冷 排 管 、 蒸 汽 分 汽缸 、 集 气缸 、 空 气 分 气 简 * 排水 漏斗 、 套 管制 作 安装 、 
水 位 计 、 手 摇 汞 、 阀 门 操纵 装置 、 钢 板 卷 管 、 管件 制作 、 ишш. 本 书 在 此 仅 介 
绍 管道 支架 制作 安装 和 套 管制 作 安 装 两 个 项 目 。 <N 
1) 管道 支架 制作 安装 А; 
(1) 工程 量 计 算 规则 。 
管 架 制作 、 安 装 以 “ looka" 为 计量 和 为 “ 单 件 重 100kg 以 内 ”和 “100kg 一 单 
件 重 三 500kg” 两 种 情况 。 
(2) 定额 应 用 说 明 。 N>. < 
Силе, KARRAR y MERIR MIEI ея. 
@ KERE Ж ИЕ БЕ A 6216 AK t i ht , 但 包括 木 垫 的 安装 ， 木 垫 主 材 费 另 计 。 
@ 弹簧 式 管 架 的 制作 不 包括 弹簧 质量 ， 安装 质量 包括 弹 秘 质量 。 
@ 不 锈 钢管 、 有 色 金 属 管 、 非 金属 管 的 管 架 制作 与 安装 ， 按 一 般 管 架 定额 乘 以 系数 1. 1。 
O RIRAN IE Ж НЕЗ ЖЕ. HE 般 管 架 定额 乘 以 系数 1. 3， 如 材质 不 同 
时 ， 电 焊条 可 以 着 换 ， 消 耗 量 不 变 。 
© 管道 支架 制作 安装 不 包括 除 锈 与 刷 潜 ， 如 发 生 时 应 按 设计 要 求 套 用 消耗 量 定额 第 
十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》。 
2) 套 管制 作 安装 
(1) 工程 量 计 算 规 则 。 
套 管 分 一 般 穿 墙 套 管 和 柔性 、 刚 性 防水 套 管 ， 如 图 7 -22 所 示 。 其 中 柔性 、 刚 性 防水 
套 管 分 制作 、 安 装 分 别 列 项 。 根 据 介 质 管 径 的 规格 以 “个 ”为 计量 单位 。 
(2) 定额 应 用 说 明 。 
O 套 管制 作 所 需 的 钢管 和 钢板 用 量 已 包括 在 定额 内 ， 应 按 设计 及 规范 要 求 选用 相应 
目 。 套 管 的 除 锈 和 刷 防 锈 漆 已 包括 在 定额 制作 内 。 
O 套用 本 定额 时 特别 注意 : 套 管 的 规格 是 以 套 管 内 穿 过 的 介质 管道 直径 确定 的 ， 而 
不 是 指 现场 制作 的 套 管 实际 直径 。 
O 一 般 穿 墙 套 管 适用 于 各 种 管道 穿 墙 或 穿 楼 板 需 用 的 碳 钢 保护 管 。 
8. 使 用 工业 管道 定额 的 注意 事项 
1) 本 册 定 额 不 包括 下 列 内 容 
(1) 单 体 试 运转 所 需 的 水 、 电 、 蒜 汽 、 气 体 、 油 (油脂 ) 燃气 等 。 


















































安装 工程 计量 与 计价 








(a) 柔性 防水 套 管 及 其 安装 (b) 刚性 防水 套 管 及 其 安装 
图 7-22 防水 套 管 


(2) 配合 联动 试车 费 。 

(3) 管道 安装 后 的 充 氮 、 防 冻 保 护 。 

2) 下 列 费用 可 按 系 数 分 别 计 取 

СП) 整体 封闭 式 地 沟 的 管道 施工 ， 其 人 工 和 机 械 消耗 量 分 别 乘 以 系数 1. 2。 

(2) 脚手架 搭 拆 费 按 定额 人 工 费 的 10% 计 算 ， алынсын. шан 
的 埋 地 管道 工程 不 计 脚手架 搭 拆 费 。 < 

(3) 操作 高 度 增 加 费 : Dizi B E ñ: YN 24 КЕ BE a 20m 时 ， 超 过 
部 分 工程 量 按 定额 人 工 、 机 械 乘 以 表 7 -1 HARIG 


表 7 -1 操作 高 度 增加 问 系 数 表 








>50 


按 施工 方案 确定 


操作 高 度 (m) 
я в 























3) 有 关 说 明 Жл. ^ 

(1) 生产 、 生活 共用 的 给 水 、 НЫК. Ж. .煤气 等 输送 管道 ， 执 行 本 册 定额 。 生 活用 
的 各 种 管道 ， 执 行 第 十 册 《 给 排水 、 采 暖 、 .燃气 工程 》 相应 项 目 。 

(2) 随 设 备 供应 预制 成 型 的 设备 本 体 管道 其 安装 费 包括 在 设备 安装 定额 内 : 按 材 料 
或 半成品 供应 执行 未 册 定 额 。 

(3) 预 应 力 混凝土 管道 、 管 件 安装 执行 《市 政工 程 消耗 量 定额 》 相 应 项 目 。 

(4) 管道 预制 钢 平 台 的 搭 拆 执 行 第 三 册 《 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 》 相 
应 项 目 。 

(5) 地 下 管道 的 管 沟 、 土 石 方 及 砌 筑 工程 执行 相关 定额 。 

(6) 刷 油 、 绝 热 、 防 腐蚀 、 衬 里 ， 执 行 第 十 二 册 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 相 应 
项 目 。 

(7) 管道 安装 按 设计 压力 执行 相应 定额 ; 管件 、 阀 门 、 法 兰 按 公称 压力 执行 相应 
定额 。 

(8) 方形 补偿 器 安装 ， 直 管 执行 本 册 定 额 第 一 章 相 应 项 目 ， 弯 头 执行 第 二 章 相 应 项 
目 。 方 形 补偿 器 的 预 拉 或 预 压 未 包括 。 

(9) 厂区 外 1 一 10km 以 内 的 管道 安装 项 目 ， 其 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1. 1 

(10) 超 低 碳 不 锈 钢管 道 、 管 件 、 法 兰 安装 执行 不 锈 钢管 道 、 管 件 、 法 兰 安装 项 目 ， 
其 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1. 15， 焊 材 可 以 替换 ， 消 耗 量 不 变 。 

а) 高 合金 钢管 道 、 管 件 、 法 兰 执行 合金 钢管 道 、 管 件 、 法 兰 安装 项 目 ， 其 人 工 和 
机 械 乘 以 系数 1. 15， 焊 材 可 以 替换 ， 消 耗 量 不 变 。 








项 目 7 


(12) 本 定额 各 种 材质 管道 施工 使 用 特殊 焊 材 时 ， 焊 材 可 以 蔡 换 ， 消 耗 量 不 变 。 
(13) 本 册 定 额 已 包括 场 内 水 平 运输 和 垂直 运输 工作 内 容 。 


Yy aeren 


某 部 分 工业 管 路 如 图 7 一 23 所 示 ， 管 材 为 无 颖 钢管 ， 电弧 焊 连 接 ，P 二 1.6MPa， 法 兰 
为 碳 钢 平 焊 法 兰 ， 管 件 采用 成 品 谊 头 ， 现 场 摔 制 大 小 头 ， 设 备 S04 前 的 三 通 为 控 眼 三 通 ， 
其 余 的 均 为 成 品 三 通 。 系 统 安装 完毕 后 进行 水 压 试验 和 压缩 空气 吹 扫 ， 本 工程 不 进行 无 损 
探伤 。 试 计算 工程 量 并 套 定额 。 








5 图 7-23 综合 小 案例 图- 


xX ç 

їй] 1. 管道 安装 ж. N 
G) #8924 MSH 2. 5—1. 5) 一 0. 1= 900, 套 8-1-23。 
(2) 5752355 5461. 5— 0. 8)x2+0.4=7. 10m), Ф8-1-21. 
(3) $38 3: 0.4m, &8-1-19. 
2. 管件 连接 
A) Ræ Fk 489; 1 个 , #8-2-23 GHH). 
(2) 挖 眼 三 通 $89X38: 1 个 , #8-2-19 (不 计 主 材 ) 。 
(3) 现场 摔 制 大 小 头 %89X57: 1 个 , #8-2-23 (不 计 主 材 ) 。 
(4) 成 品 三 通 g57X57; 3 个 , #8-2-21 ( 计 主 材 )。 
(5) 焊接 盲 板 %57: 1 个 , £ (8-2-21) X0.6 ( 计 主 材 ) 。 
3. 阀门 安装 
法 兰 连接 阀门 DN50: 2 个 , £ 8-3-21, 

兰 安装 
(1) 碳 钢 平 焊 法 兰 DN80: 1 片 , 套 8-4-17X0.61。 
(2) 碳 钢 平 焊 法 兰 DN32: 1 片 , #8-4-13X0. 61l. 
G) 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50: 2 副 , 套 8-4-15。 
(4) 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50: ЗЯ, 套 8-4-15X0.61 (法 兰 盖 计 主 材 ) 。 
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5. 系统 水 压 试验 

(1) 公称 直径 50mm 以 内 : 7.1040. 4=7. 5(т), &8-5-1. 
(2) 公称 直径 100mm 以 内 : 1.90m, # 8-5-2. 

6. 系统 压缩 空气 吹 扫 

(1) 公称 直径 50mm 以 内 : 7.1 十 0. 4 一 7.5(m)， 套 8-5-72。 
(2) 公称 直径 100mm 以 内 : 1. 90m， 套 8 一 5 一 73。 


Yaa 工程 量 计算 任 务实 施 





下 面 ， 我 们 就 对 本 项 目 工作 任务 图 纸 中 的 某 工厂 油泵 车 间 工 业 管 道 安装 工程 ， 根 据 所 
给 的 平面 图 、1 一 1 剖面 图 和 油 友 节 点 大 样 图 ,绘制 其 系统 图 ， 如 图 7 -24 所 示 ; 进行 工程 
量 计 算 ， 其 计算 书 见 表 7 - 2。 , “Кл 






刚性 防水 套 管 
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图 7-24 某 油泵 车 间 工 业 管道 系统 图 


2 \р%7х3.5 





D57X3.5 
D57X3. 
т ү 
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表 7-2 工业 管道 工程 量 计算 书 




















LEAP: 某 油泵 车 间 工 业 管道 工程 第 1 页 共 1 页 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
一 ,管道 安装 
热 轧 无 颖 钢管 D57X3.5 Ba [0.68 十 1. 13+ (0. 65— 0. 2) +0. 28+0.2+0.2]+ 
(手工 电弧 焊接 ) ш g [(2. 5—1. 1) 十 0. 28+0. 2+1.25] X3=12. 33(m) 
8-1-21 
Te m | 12.09 | 8.996/10X12.33=11.09(m) 
热 轧 无 缝 钢管 D57X 3.5 
热 轧 无 颖 钢管 D76X4 dd [(0. 65 一 0.2) 十 0.28 十 0.2 十 0.2 十 0.2] 十 [(6.4 十 
(手工 电弧 焊接 ) m oj |o.52)+(0.6—0.4)J=8.45(m 
8-1-22 
EH: 


АҢ ЖЕНИШ D76X 4 т 7.61 8.996/10X8.45=7.61(m) 
с. 7 































































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
MILERE D89X4 igi 4. 9+0. 69+ (3. 4—2. 50) +0. 35+0. 50+0. 2+2. 3 十 
(手工 电弧 焊接 ) š: ` (2.9—1. 1)+(2.9—1.7)=12. 84(m) 
8-1-23 
=н 7.61 | 8.996/10X12.84=11.55(m) 
m | 7. .9 .84=11.55(m 
热 轧 无 缝 钢管 D89X 4 
二 ,管件 连接 
成 品 弯 头 D89 个 5 
8-2-23 EH; 
REN D ї 5 10.0/10X5=5() „ 
ih 8 
ЖАЛ; D76 个 | 3 kx 
8-2-22 ç $ \ 
та РЕЯ a 10. 103230 
mI , 
成 品 弯 头 D57 + 9 
8-2-21 Я , 
ИЙ ti 个 10.0/10X9=9( 个 ) 
ЕР; ~- 
成 品 大 小 头 D89X57 X £| 2 = 
` F: Yx, 
8-2-23 EH: /Ar UX = 
ЖО b t | š Wm oa ү 
成 品 大 小 头 D89X76 个 ү 7 
8-2-23 
PSSA 人 个 10.0/10X1=1( 个 ) 
成 品 大 小 头 D76X57 个 1 
8-2-22 с 
гиа Яс р16х57 q 1 10.0/10X1=1( 个 ) 
ШИ 大 Б] 
8-2-23 主管 挖 眼 三 通 Ds9 x D89 个 1 
8-2-23 主管 挖 眼 三 通 D89X D57 个 2 
8-2-22 主管 挖 眼 三 通 076 х D57 个 1 
三 ,阀门 安装 
法 兰 截止 阅 DN80 + 1 
8-3-23 Л 
А DND i 1 1.0X1=1( 个 ) 
W RER DN65 + 1 
8-3-22 я 
би ББ 个 | 1 1.0X1=1( 个 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 s 
法 兰 截止 阅 DN50 个 6 
8-3-21 | Eø: 
5 = 
法 兰 截止 阅 DN50 6 1.0X6=6(4°) 
ik E| DN50 个 3 
8-3-21 | $h: 
法 兰 止 回 闪 DN50 + 3 1.0X3=3( 个 ) 
法 兰 过 滤器 DN65 个 1 
8-3-22 | Eh: N 
法 兰 过 滤器 DN65 个 | 1 1.0х1=10 << 





8-3-21 


法 兰 挠 性 接头 DN50 








ЕМ. 
法 兰 挠 性 接头 DN50 


-一 


个 











碳 钢 平 焊 法 兰 DN80 





ЕМ: 










































8-4-17 
(х0. 61) 
Жыл h 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN65 副 | a 
8-4-16 | +H. 
рае 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN65 片 | 8 2.0X4=8( 片 ) 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN65 片 1 
8-4-16 
(X0. 61) EH: к i 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN65 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 副 3 
84-15 | жм, 
碳 钢 平 爆 法 兰 DN50 片 | 6 | 2.0X3=6( 片 ) 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 片 6 
8-4-15 
(X0.61) | 主 材 : а Е 





碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 

































































定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
五 , 低 中 压 管道 液压 试验 
8-5-1 公称 直径 DN50 以 内 m | 12.33 
8-5-2 公称 直径 DN100 以 内 т | 21.29 | 12.84+8.45=21.29(m) 
六 、 压 缩 空气 吹 扫 
8-5-72 公称 直径 DN50 以 内 m | 12.33 
8-5-73 公称 直径 DN100 以 内 т | 21.29 | 12.84+8.45=21.29(m) 
七 .其 他 
管道 支 吊 架 制作 kg | 86 | BIRERE 
ер ан; kg | 91.16 | 106/100х8 m A 
g А 06/100 862291. 
型 钢 (综合 ) K 
8-7-3 管道 支 吊 架 安装 kg 86 见 玉 程 Ж 
刚性 防水 套 管制 作 个 š N :1 
DN80 以 内 ` R 6:1 
8-7-115 | ЁМ: 
1. 焊接 钢管 (综合 ) 04 4.02X2 一 8. 04(kg) 
2 热 筷 厚 钢板 310~15 。 N 9.90 | 4.95х 2=9.90(ka) 
3. 扁 钢 二 59 >> ш | 2.10 2522, 10(ka) 

































刚性 防水 , 
кен DN100 s X 
ПЕТТ БЕ 
= 
057: 
ч L=12. 33m, S=12. 33 Х (17. 90/100)( 查 定额 第 十 
二 册 后 的 附录 2)=2. 21(m2) 
076: 
е 管道 人 工 除 微 锈 т? | 4.74 | 工 =8.45m,S=8.45X(23.86/100)( 查 定额 第 十 二 
册 后 的 附录 2) =2.02(m2) 
D89: 
L=12. 84m, S=12. 84 X (27.95/100)( 查 定额 第 十 
二 册 后 的 附录 2) =0.51(m2) 
九 ,管道 刷 油 
管道 刷 红 丹 防 锈 漆 第 一 遍 m | 4.74 | 同 定额 编号 12 -1- 1 的 计算 过 程 
12=2=1 主 材 : А ñ 
БШЕК Сз kg | 0.70 | 1.47/10X4.74=0.70(kg) 
管道 剧 红 丹 防 锈 漆 第 二 遍 m | 4.74 | 同 定额 编号 12-1-1 的 计算 过 程 
12-2-2 | +#, 
kg | 0.62 | 1.30/10X4.74=0.62(kg) 





醇 酸 防 锈 漆 C53 -11 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 | 数量 计算 过 程 
管道 刷 调 和 漆 第 一 遍 т? | 4.74 同 定额 编号 12 -1- 1 的 计算 过 程 
12-2-8 | +h. 
0.50 1.05/10X4.74=0. 50(kg) 
MERMERE КЫ I h 
管道 刷 调和 漆 第 二 遍 т? | 4.74 同 定额 编号 12 -1- 1 的 计算 过 程 
И k 93/10X 0.44(k 
0.44 0.93/10X4.74=0. 44 ) 
MERWE С 6) s i s 
十 ,管道 支架 除 锈 . 刷 漆 
12-1-7 А 
А 管道 支架 人 工 除 微 锈 kg 86 见 工程 基本 概况 l 
(X0.2) r $ 
管道 支架 刷 红 丹 防 锈 漆 第 一 壳 | kg | 86 AAA 
12-2-55| +H; > U 
BORDE C53 -11 kg 1.00 CR 
ТШ ЖЕШТИН Сй | kg | -86XC | \ 见 工程 基本 概况 
T 
12-2-56| 主 材 : Е _ 
ЕЮ С5З-11 ДА 30.82 0. 95/100 драг 
тшхийин —ж# [зы | в | итий 
- A 
12-2-64 А x EN 
er kg | 0.67 ESY Tbox 86=0. 67kg) 
mewa | w [з | 见 工程 基本 人 
12-2-65 me S 
x= CRS kg | 0.60 | 0.70/100X86=0.60(kg) 


7.3 工业 管道 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 
编制 


分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 的 内 容 


工业 管道 工程 项 目的 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 使 用 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》 
(GB 50856 一 2013) 附录 HH， 见 表 7 -3。 








表 7-3 工业 管道 工程 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 





项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 低压 碳 钢管 、 低 压 碳 钢 伴 热管 、 衬 里 钢管 预制 安装 、 低 压 
不 锈 钢 伴 热管 、 低 压 碳 钢板 卷 管 、 低 压 不 锈 钢管 、 低 压 不 锈 钢板 卷 管 、 
低压 合金 钢管 、 低 压 钛 及 钛 合金 管 、 低 压 镍 及 镍 合金 管 、 低 压 钳 及 钳 合 
金管 、 低 压 铝 及 铝 合金 管 、 低 压 铝 及 铝 合金 板 卷 管 、 低 压 铜 及 铜 合 金管 、 
低压 铜 及 铜 合金 板 卷 管 、 低 压 塑 料 管 、 金 属 骨 架 复 合 管 、 低 压 玻 璃 钢管 、 
低压 铸铁 管 、 低 压 预 应 力 混凝土 管 共 20 个 分 项 工程 项 目 


030801 低压 管道 





本 部 分 包括 中 压 碳 钢管 、 中 压 螺 旋 卷 管 、 中 压 不 锈 钢管 、 中 压 合金 钢 
030802 中 压 管道 Е. ТЕНЕ, ТЕККЕ Ф, ТЛЕ, т 





WK WG OE 8 个 分 项 工程 项 目 Хо, 





030803 高 压 管道 本 部 分 高 压 碳 钢 管 、 үр 钢管 共 3 个 分 项 


本 部 分 包括 低压 碳 钢管 件 板 卷 管件 、 低 压 不 锈 钢管 件 、 低 
hora Ци аа о aet Aa 
канатат ИУ RCR 
030804 | 。 低压 管件 | 金 板 卷 管件 、 低 压 RADLER киси анн. KEMAN 
合金 管件 、 RS 合金 管件 、 低 压 塑 料 管件 、 金属 骨架 复合 管件 、 
е 压铸 铁 管件 、 低 压 预 应 力 混 凝 土 转换 件 共 18 个 分 项 


каң, N ХХ, 





aranna бикан, 中 压 不 锈 钢管 件 、 中 压 
030805 中 压 管件 ЕТТ е ОЛКЕ, HER АШ 
ху [EEEF Gr b аслан 





г 
Хы жилка Ген Ек, 高 压 不 锈 钢管 件 、 高 压 合金 钢管 件 3 个 分 


03080 
089808 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 低压 螺纹 阀门 、 低 压 焊接 阀门 、 低 压 法 兰 阀 门 、 低 压 齿轮 / 


030807 | ERN | 液压 传动 /电动 阅 门 、 低 压 安全 阅 门 、 低 压 调节 间 门 共 6 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 中 压 螺纹 阀门 、 中 压 法 兰 阀 门 、 中 压 齿 轮 /液压 传动 电动 阀 


080808 | FEAN | 门 、 中 压 安全 阅 门 、 中 压 烛 接 阅 门 、 中 压 调节 阅 门 共 6 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 高 压 螺纹 阀门 、 高 压 法 兰 阀 门 、 高 压 焊接 阀门 共 3 个 分 项 


030809 高 压 阀 门 工程 项 目 





本 部 分 包括 低压 碳 钢 螺纹 法 兰 、 低 压 碳 钢 焊 接 法 兰 、 低 压 铜 及 铜 合金 
钢 法 兰 、 低 压 不 锈 钢 法 兰 、 低 压 合金 钢 法 兰 、 低 压 铝 及 锅 合 金 法 兰 、 低 











030810 | 低压 法 兰 。 аке. аваке. овоа, н 
架 复合 塑料 法 兰 共 10 个 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 中 压 碳 钢 螺 纹 法 兰 、 中 压 碳 钢 焊 接 法 兰 、 中 压 铜 及 铀 合金 
030811 | 。 中 压 法 兰 。 | 钢 法 兰 、 中 压 不 锈 钢 法 兰 、 中 压 合金 钢 法 兰 、 中 压 钛 及 詹 合 金 法 兰 、 中 


压 钻 及 铬 合金 法 兰 、 中 压 镍 及 锦 合 金 法 兰 共 8 个 分 项 工程 项 目 
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项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 


本 部 分 包括 高 压 碳 钢 螺 纹 法 兰 、 高 压 碳 钢 焊接 法 兰 、 高 压 不 锈 钢 焊 接 
法 兰 、 高 压 合 金 钢 焊 接 法 兰 共 4 个 分 项 工程 项 目 


( 续 ) 








030812 高 压 法 兰 





本 部 分 包括 碳 钢板 直 管 制作 、 不 锈 钢板 直 管制 作 、 铝 及 铝 合 金 板 直 管 


030813 | BERMA | 操作 共 3 个 分 项 工程 项 目 





本 部 分 包括 碳 钢板 管件 制作 、 不 锈 钢板 管件 制作 、 铝 及 铝 合 金 板 管件 
制作 、 碳 钢管 虾 体 弯 制 作 、 中 压 螺旋 卷 管 虾 体 弯 制 作 、 不 锈 钢管 虾 体 弯 
制作 、 铝 及 铝 合金 管 虾 体 弯 制作 、 铜 及 铜 合金 管 虾 体 弯 制作 、 管 道 机 械 
爆 弯 、 管 道中 频 爆 弯 、 塑 料 管 爆 弯 共 11 个 分 项 工程 项 目 


030815 | 管制 作 安装 |。 本部 分 包括 管制 作 安装 1 个 分 项 工程 项 目 У 
本 部 分 包括 管材 表面 超声 波 探伤 、 资 粒 表面 破 粉 探伤 、 焊 怠 X 射线 探 


030814 管件 制作 




















030816 | Cam ҮТ ЖО ЖОЖ 
ü 焊 前 预 热 /后 热处理 、 шы 9 个 分 项 工程 项 目 

кын жни 安装 、 分 / 集 汽 OK) 所 制作 安装 、 空 气 分 气 简 

030817 C a иеа, A e, AKEE, о 


装 、 套 管制 作 












个 分 项 工程 项 目 
X. 


яза ишаа: 


s YS, 
ше s sen as ийине 027-2) 和 《通用 
安装 工程 工程 量 计算 规范 》， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 7 -4。 


表 7-4 分 部 分 项 工程 量 清单 表 











工程 名 称 ; 某 油泵 车 间 工 业 管道 工程 标 段 : 第 页 共 页 
计量 工程 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 数量 
1. 材质 : 无 颖 钢管 САЯ) 
2. 规格 : D57X3.5 
1 030801001001 低压 碳 钢 管 3. 焊接 方式 : 手工 电弧 焊 m 12.33 
4. 低 中 压 管道 液压 验 DN50 内 
5. 管道 空气 吹 扫 DN50 内 
. 材质 : 无 缝 钢管 〈 热 轧 ) 
. 规格 : D76X4 
2 030801001002 低压 碳 钢管 焊接 方式 : 手工 电弧 焊 m 8.45 


. 低 中 压 管道 液压 验 DN100 内 
管道 空气 吹 扫 DN100 内 

















gp ою юг 














项 目 编 码 项 目 名 称 


项 目 特征 描述 





030801001003 低压 碳 钢 管 


. 材质 : 无 缝 钢管 〈 热 轧 ) 

. 规格 : D89X4 

焊接 方式 : 手工 电弧 焊 

- 低 中 压 管 道 液压 验 DN100 内 
. 管道 空气 吹 扫 DN100 内 


про м з 


12. 84 





030804001001 | 低压 碳 钢 管件 


1. 种 类 、 材 质 : 成 品 冲压 弯 头 
2. 规格 ，D89 


5.00 





030804001002 | 低压 碳 钢管 件 


3. 连接 方式 : 手工 电弧 焊 
1. 种 类 、 材 质 ， ж эх 


2. 规格 D76 





030804001003 | 低压 碳 钢 管件 


RE 


2.. 
8. PE а 手工 电弧 焊 


9.00 





030804001004 


с 





、 材 质 ， 成 品 大 小 头 


2. N : D89X57 x 
N а BOX 


2. 00 








А 
r 


030804001005 , 


з. 连接 方式 : p Tit UN 
1. 种 类 、 标 质 км» 
DENY FI 

手工 电弧 焊 


1.00 





s. 


低压 碳 钢 管件 


种 类 、 材 质 ， 成 品 大 小 头 
2. Йй: D76X57 
3. 连接 方式 : 手工 电弧 焊 


1.00 





030804001007 低压 碳 钢 管件 


1. 种 类 、 材 质 : 碳 钢 挖 眼 三 通 
2. 规格 : D89 х D89 
接 方式 : 手工 电弧 焊 


1.00 





030804001008 低压 碳 钢管 件 


类 、 材 质 : 碳 钢 挖 眼 三 通 
й: D89X D57 
接 方式 : 手工 电弧 焊 


2.00 





030804001009 低压 碳 钢 管件 


类 、 材 质 : 碳 钢 挖 眼 三 通 
#6: 076 D57 
接 方式 : 手工 电弧 焊 


1.00 
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030807003001 





低压 法 兰 阀门 








F: RER 

ЖШ: 碳 钢 

号 、 规 格 : J41T-1.6、DN80 
接 方 式 : 法 兰 连接 

接 方 法 : 平 焊 





3 B 8 Sí наж шет 


PETTE 








1.00 





Wi 安装 工程 计量 与 计价 í 


( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 





030807003002 


低压 法 兰 阀门 


1. 名 称 : 截止 阀 

2. 材质 : 碳 钢 

3. 型 号 、 规 格 : J41T-1.6、DN65 
4. 连接 方式 : 法 兰 连接 

5. 焊接 方法 : 平 焊 





030807003003 


低压 法 兰 阀门 


. 名 称 : 截止 阀 
. 材质 : 碳 钢 


1 
2 

3. 型 号 、 规 格 ; J41T -1.6 As 
4. 连接 方式 : 法 兰 连 提 K 

5 


. 焊接 方法 : 平 焊 а 





030807003004 


ЖЕРК ГТ 


` 


"SQ 平 焊 


1. 名 称 : | 


& ое 
ps H44T -1.6、 DN50 
法 兰 连 接 


3.00 





030807003005 


ç 


` 


е SWN 


| 


名称; 过 滤器 xP 
2. 材质 : ang 7 


3. 型 号 、 规 、DN65 
4. 连 SS est 
ы ik FA 





S 


/ 


030810002001 


1. Ый, вом 
2. 类 型 〈 副 、 片 或 种 类 )， 成 副 
. 规格， DN80 


3 
4. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 


副 





030810002002 


1. 材质 : 碳 钢 
2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 单 片 
з. 规格 : DN80 

4. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 





20 


030810002003 


材质 : 碳 钢 
类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 成 副 
规格 : DN65 

连接 形式 : 平 焊 法 兰 





条 


副 





21 





030810002004 














材质 : 碳 钢 

类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 单 片 
规格 : DN65 

连接 形式 : 平 焊 法 兰 





E E 






























































2. 涂 刷 遍 数 : 








_ 计量 | 工程 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 数量 
1. 材质 碳 钢 
22 | 030810002005 ERA 2 AI каны аы 副 3.00 
Ë 焊接 法 兰 3. 规格 : DN50 I 
4. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 
1. 材质 : 碳 钢 
低压 碳 钢 2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 单 片 К 
23 | 030810002006 焊接 法 兰 3. Жз рМ ° 入 H 6 
4. 连接 形式 : 平 焊 法 兰 ”人 
еч 
1. 名 称 : | ADE 
24 030804015001 EMAR 2. 规格 :DN 个 6.00 
复合 管件 ` Бү w ` 
3. 连 法 兰 连 接 
ае 100kg 以 下 
25 | 030815001001 Тет 2. 材质 ， 型 钢 XY, kg 86.00 
DGN з. 管 架 形式 ; я 
KZ. УАШ 
A y L SN 
Мф * 
26 AS 套 管 ] Аи. DNS0 套 š 
4. 填料 材质 ， 油 麻 
1. RERI: АТ 
27 031201001001 管道 刷 油 2. 油漆 品种 : 红 丹 防 锈 漆 т? 4.74 
з. 涂 刷 遍 数 : ж 
1. 油漆 品种 : 黄色 调和 漆 
іН 2 ЗИ 
28 031201001002 管道 刷 油 2. жий. 38 т 4.74 
1. 除 锈 级 别 : 人 工 除 微 锈 
29 031201003001 金属 结构 刷 油 2. 油漆 品种 : 红 丹 防 锈 漆 kg 86.00 
З. REAR: ж 
зо | 031201003002 | 金属 结构 剧 油 | 工 油漆 品种 kg | 86.00 
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@ а) 





本 部 分 内 容 以 编制 某 工厂 油 奈 车 间 工 业 管 道 安装 工程 项 目 分 部 分 项 工程 量 清单 为 
工作 任务 ， 从 识 读 工程 图 纸 入 手 ， 详 细 介绍 了 工业 管道 工程 的 工程 量 计算 规则 、 相 应 


的 消耗 量 定额 使 用 注意 事项 ， 以 及 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 中 对 应 的 内 容 。 
通过 学 习 本 项 目 内 容 ， 培 养 学 生 独 立 编 制 工业 管道 工程 计量 文件 的 能 力 。 





全 自 测 练习 为 1 


Ax< 

一 、 单 项 选择 是 ху" 

1. 无 缝 钢管 规格 表示 方法 为 ( ), 

A. 公称 直径 ЖО 

с. 管道 外 径 oe эх 8 

2. 低压 管道 的 划分 范围 是 ( 0). 

A. 0<Р<1. 6МРа КА В. 0<Р<1. 2МРа 

С. 5<Р<10МРа x D. eR 

3. 现场 摔 制 异 径 管 ， 应 按 不 同 讨 力 、 材 质 Ж › 管 径 执行 管件 连接 相 
ERA, C ) 制作 工程 旺 和 主 材 用 量 。 S 

A. ku, T , ` 不 计 

„АК, ж. NE 应 计 

4. 与 设 A ‹ ) 为 单位 计算 时 ， 
БЕ 系数 人 螺栓 数量 不 变 。 

A. 副 ，0. 61 B. 副 ，0.50 С. А, 0.61 D. А. 0.50 

5. 工业 管道 安装 工程 以 设计 标高 正 负 零 平面 为 基准 ， 管 道 安装 高 度 超过 ( )m 时 ， 
超过 部 分 就 应 计 取 操作 高 度 增 加 费 。 

A. 20 B. 30 © 10 D; 15 

二 、 判 断 题 

1. 工业 管道 工程 脚手架 搭 拆 费 计 算 时 可 按 定额 人 工 费 的 10% 计 算 ， 其 中 人 工 工资 占 
85% ( ) 

2. 管件 连接 已 包含 在 管道 安装 定额 中 ， 不 用 单独 计算 工程 量 。 б 3 

з. 在 安装 现场 直接 在 主管 上 挖 眼 接管 三 通 和 摔 制 异 径 管 时 ， 其 工程 量 计算 与 成 品 管 
件 的 计算 方法 相同 ， 但 此 类 管件 只 套用 连接 定额 ， 不 得 另 计 制 作 费 和 主 材 费 。 Ç $ 

4. 成 品 四 通 的 安装 ， 可 按 相应 管件 连接 定额 乘 以 1.50 的 系数 计算 。 ( ) 


5. ҖЕ, AKA, кй, MKE, SD 032. бю Пн т#=+%, 

‹ › 

6. 中 压 螺 纹 、 平 焊 法 兰 安装 ， 按 相应 低压 螺纹 、 平 焊 法 兰 项 目 乘 以 系数 1.2, ЖЖЖ, 

格 数量 按 实 调整 。 ( ) 


项 目 7 


т. 法 兰 讶 板 〈 即 法 兰 盖 ) 只 计算 主 材 ， 安 装 已 包括 在 单 片 法 兰 安装 工作 内 容 中 。 





( ) 
8. 板 卷 管 制作 ， 按 不 同 材质 、 规 格 以 “t” 为 计量 单位 ， 主 材 用 量 包括 规定 的 损耗 量 。 
( ) 
9. 管道 压力 试验 、 吹 扫 与 清洗 按 不 同 的 压力 、 规 格 ， 不 分 材质 以 “10m” 为 计量 单位 。 
( ) 
10. 套 管 的 规格 是 以 套 管内 穿 过 的 介质 管道 直径 确定 的 ， 而 不 是 指 现场 制作 的 套 管 实 
际 直 径 。 ( ) 


三 、 绘 图 题 
根据 图 7 一 25 中 工业 管道 平面 图 和 立 ( 剖 ) 面 图 ， 绘 出 其 系统 图 hiema), 


了 

4 

с X 027 — 

x, К 
AAA ` 设备 3 
,XE 





К 
+в 
° 





立 面 图 Ñ SN 3 
‚ AL 
: 正 立 面 图 
у а 
PYA Layi 
«У 
= «Р 
Ç A, У 平面 图 
KOLL E < 0) 第 ?是 
ON 图 7-25 工业 管道 绘图 练习 题 
四 、 计 算 题 


图 7-26 和 图 7 一 27 为 某 工 程 生产 装置 的 部 分 工艺 管道 平面 图 与 A 一 A 剖面 图 。 请 在 
认真 识 读 该 工程 项 目 图 纸 的 前 提 下 , 绘 出 其 系统 图 ( 斜 轴 测 图 )， 计 算 该 项 目的 工程 量 ， 
编制 其 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

工程 基本 概况 如 下 。 

(1) 管道 均 采用 20 间 碳 钢 无 缝 钢管 ， 谊 头 采 用 成 品 压 制 这 头 ， 三 通 为 现场 挖 眼 连 接 ， 
管道 系统 的 焊接 均 为 氨 电 联 焊 。 该 管道 系统 工作 压力 为 1. 6MPa。 图 中 尺寸 标高 以 米 计 ， 
其 余 均 以 毫米 计 。 

(2) 所 有 法 兰 为 碳 钢 对 焊 法 兰 ， 采 用 氨 电 联 焊 。 阀 门 型 号 : н НАН - 16， 截 
21600 J41H -16， 用 对 焊 法 兰 连 接 。 

(3) 管道 支架 为 普通 支架 ， 共 耗 用 钢材 42. 4kg， 其 中 施工 损耗 为 6%0 。 

(4) 管道 系统 安装 就 位 后 ， 对 $76 X4 的 管线 焊 颖 采用 X 射线 探伤 ， 片 子规 格 为 
80mmX 150mm, 

(5) 管道 安装 完毕 后 ， 均 进行 水 压 试验 和 压缩 空气 吹 扫 。 管 道 、 管 道 支架 除 轻 锈 后 ， 


刷 红 丹 防 锈 漆 、 调 和 漆 各 两 遍 。 





0087 


Ышжаа21т 92-18 


ША Т 











-Рх91ф 


оо 


0 




















Г 











S'EXLSO RE 























rx9Lg 


уход 














tx9L0 
оо 























Rr L H$ 


0007 | 





ы 
























































0.20 





ААЙ 8 , 





【项 目 7 自 测 
练习 答案 】 





F 
A 
aN 
L 熟 起 安装 工程 造价 党 用 项 目 组 зин 
2. 掌握 安装 工程 清单 计价 的 内 容 及 方法 。 
SS 
1л 
Р = SL Е мл N к 
Fasani 2 
AREAN S a S E зва, анышам кау 
#. waang iant, жан. ие LAEM MAAIE ж, 
I 


LS 


“uya IY 


在 本 书 项 目 3 的 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 计量 结果 (工程 量 计算 书 、 分 部 分 项 工程 量 清 
单 ) 的 基础 上 ， 根 据 现行 的 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 (2017 №) ж 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) (GB 50500—2013), 参照 《山东 省 安装 工程 价目 表 》 
(2017 版 )， 编 制 该 工程 项 目的 招标 控制 价 文件 。 


项 目 8 


安装 工程 清单 计价 





8. 1 安装 工程 造价 组 成 及 计算 规则 


ЕЕ 按 费 用 构成 要 素 划分 的 费用 项 目 组 成 








按照 我 


H 











住 建部 、 财 政 部 印发 的 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 GEER C2013) 44 号 


文 ) 的 规定 ， 建 设 工程 费 按照 费用 构成 要 素 划分 ， 由 人 工 费 、 材 料 费 〈 设 备 费 )、 施 工 机 





具 使 


1. 人 工 费 


人 工 费 是 指 按 工资 总 额 构 成 规定 。 支 付 给 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 


用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 组 成 ， 如 图 8 一 1 所 示人 
/XK 











































L 计时 工资 或 计件 工资 N 
2.32 Q \ 
M = .分 部 分 
ATH 3. 津贴 、 补 贴 RT 2-6 
4. 加 班 加 点 工资 ASA > ITER 
ННЯ FSAI EYEN 
„нн С 
LERRA D 
材料 费 ШИН 一 Фени 
КҮЛҮ Onin 
DANE | сус 
2277, rywan 4 四 安 拆 由 及 场 外 运费 | 2 н, 
2, OATH Н 
# ç a 四 燃料 动力 费 
设 METAS Oten 
IYA ZAN 
но 2. Ж ТАДЖ ХЛИ 
М, L 管理 人 员工 资 9. 职工 教育 经 费 
NN 10. 财 产 保险 费 
‚А 3, 11. 财务 费 
4. 固定 资产 使 用 费 12. 税金 
[企业 管理 旨 用 具 使 用 费 13. 其 他 ”一 | 
动 保险 和 职工 福利 费 14. 检验 试验 费 
15. 总 承包 服务 费 
8. 工 会 经 费 ЖЕ 
项 目 费 
利润 
1. 安全 文明 施工 费 四 环境 保护 费 
2. 社会 保险 费 (养老 保险 费 | @ 文 明 施工 费 
[一 规 费 一 | 3. 住房 公积金 @ 失 业 保险 费 | 加 安全 施工 费 
а. 工程 排污 费 @ 医 疗 保险 费 | @ 临 时 设施 费 
5. 建设 项 目 工 伤 保险 图 生育 保险 费 
@ 工 伤 保险 费 
ве 增值 税 
图 8-1 建设 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划分 ) 





产 单位 工人 的 各 项 费用 。 内 容 包 括 : 





E 产 工人 和 附 








H 
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D 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计 件 单价 
支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 

(2) 奖金 : 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 
奖 等 。 

(3) 津贴 补贴 : 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 
人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 如 流动 施工 
津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 〈 寒 ) 作业 临时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 

(4) 加 班 加 点 工资 : 是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 日 工作 
时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 

(5) 特殊 情况 下 支付 的 工资 : 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 
Шишек. жн. к кин EAE: EE a u Spa a u 
原因 ， 按 计时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比例 支付 的 工资 。 > 









































2. 材料 费 МХ 

材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 、 чинк кн. 零件 、 半 成 品 或 成 品 的 
费用 。 SAL 

设备 费 ， 是 指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 金属 结构 设备 、 仪 器 装置 
及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 的 费用 。 AR 


1) 材料 费 (设备 费 ) 的 内 容 У“ КГ 

о-и сик Шш, 是 指 烤 料 、 设备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 。 

(2) BRW: ARANY HEA ti ME # T IME EBR EER 过 生 的 全 部 
费用 。 

ТРТУ aunean ави. 

(4) 采购 及 保管 费 : 是 指 采购 供应 和 保管 AE 、 设 备 过程 中 所 需要 的 各 项 费用 ， 包 
括 采 购 费 、 仓储 费 x 工地 保管 费 、 仓储 损耗 > 

2) 材料 (设备) 单价 的 计算 

材料 (设备 ) 的 单价 ， 按 下 式 计算 : 

材料 (设备 ) 单 价 三 {[ 材 料 ( 设 备 ) 原 价 十 运 杂 费 ]X (1 十 材料 运输 损耗 率 )} х 

(1 十 采购 保管 费 率 ) 

3. 施工 机 具 使 用 费 

施工 机 具 使 用 费 是 指 施 工作 业 所 发 生 的 施工 机 械 、 施 工 仪器 仪表 的 使 用 费 或 其 租 
赁 费 。 

1) 施工 机 械 台 班 单价 的 组 成 

(1) 折旧 费 : 指 施工 机 械 在 规定 的 耐用 总 台 班 内 ， 陆续 收 回 其 原 值 的 费用 。 

(2) 检修 费 ， 指 施工 机 械 在 规定 的 耐用 总 台 班 内 ， 按 规定 的 检修 间隔 进行 必要 的 检 
修 ， 以 恢复 其 正常 功能 所 需 的 费用 。 

(3) 维护 费 : 指 施工 机 械 在 规定 的 耐用 总 台 班 内 ， 按 规定 的 维护 间隔 进行 各 级 维护 和 
临时 故障 排除 所 需 的 费用 。 

维护 费 包 括 : 保障 机 械 正常 运转 所 需 的 替换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 挫 销 费用 ,机 
械 运转 及 日 常 维护 所 需 润滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 费用 等 。 








项 上 





(4) 安 拆 费 及 场 外 运费 

OD 安 拆 费 是 指 施工 机 械 在 现场 进行 安装 与 拆 印 所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费 
用 ， 以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 。 

© 场 外 运费 是 指 施工 机 械 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 ， 或 由 一 施工 地 点 运 

一 施工 地 点 的 运输 、 装 卸 、 辅 助 材料 等 费用 。 

(5) ЛТ. 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 员 的 人 工 费 。 

(6) 燃料 动力 费 。 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 耗 用 的 燃料 及 水 、 电 等 费用 。 

(т) 其 他 费 ， 指 施工 机 械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 税 、 保 险 费 及 检测 费 等。 

D 施工 仪器 仪表 台 班 单价 的 组 成 

СТ) 折旧 费 ， 指 施工 仪器 仪表 在 耐用 总 台 班 内 ， 陆 续 收回 其 原 值 的 费用 。 

(2) 维护 费 ， 指 施工 仪器 仪表 各 级 维护 、 临 时 族 障 排除 所 需 的 费用 及 保证 仪器 仪表 正 
常 使 用 所 需 备 件 (备品) 的 维护 费用 。 

(3) 校 验 费 ; 上 按 国家 与 地 方 政府 规定 的 标定 与 检验 的 费用 。 

(4) 动力 费 ; ийа таан НЕНИН НЕНИН. 

4. 企业 管理 费 

企业 管理 站 是 指 施工 企业 组 织 施工 生产 和 经 湾 记 理 所 需 的 费用 ， 内 容 包括 

(1) 管理 人 员工 资 , 是 指 按 规定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 
加 点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 s 

(2) 办 公费 ， 是 指 企业 管理 汞 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 软 
件 、 现 场 监控 、 会 议 、 水 电 、 AETI TO TOTEEN 
费用 。 < 

O 差 旅 交 通 费 ;着 蕴 职工 因 公 出 差 、 waria, 住 勤 补助 费 ， nawan 
ЖАЙЫН. MIRR. ЭРИНЕ ЧИСТОК, RKE THAR 
医 路 费 ， 工 地 转移 费 > 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 等 费用 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 ， 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 

(5) 工具 用 具 使 用 费 ， 是 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 器 
具 、 家 具 、 交 通 工具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 捧 销 费 。 

(6) 劳动 保险 和 职工 福利 费 ， 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 干部 
的 经 费 ， 集 体 福利 费 、 夏 季 防 暑 降 温 、 冬 季 取 暖 补贴 、 上 下 班 交通 补贴 等 。 

Ст) 劳动 保护 费 ， 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 防 里 
降温 饮料 费用 ， 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

(8) 工会 经 费 : 是 指 企业 按 《 工 会 法 》 规 定 的 全 部 职工 工资 总 额 比例 计 提 的 工会 
经 费 。 

(9) 职工 教育 经 费 ， 是 指 按 职工 工资 总 额 的 规定 比例 计 提 ， 企 业 为 职工 进行 专业 技术 
和 职业 技能 培训 ， 专 业 技术 人 员 继 续 教育 、 职 工 职 业 技 能 鉴定 、 职 业 资 格 认定 ， 以 及 根据 
需要 对 职工 进行 各 类 文化 教育 所 发 生 的 费用 。 

(10) 财产 保险 费 ， 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 等 的 保险 费用 。 

ап) 财务 费 ， 是 指 企业 为 施工 生产 筹集 资金 或 提供 预付 款 担保 、 履 约 担保 、 职 工 工 


资 支付 担保 等 所 发 生 的 各 种 费用 。 
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(12) 税金 : 是 指 企 业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 、 城 
市 维护 建设 税 、 教 育 费 附加 及 地 方 教育 附加 、 水 利 建设 基金 等 。 
(13) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开发 费 、 投 标 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 
公证 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 。 
(14) 检验 试验 费 : 是 指 施工 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 及 材料 、 构 件 和 建筑 
安装 物 进 行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ,包括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 等 
费用 。 
一 般 鉴定 、 检 查 ， 是 指 按 相 应 规范 所 规定 的 材料 品种 、 材 料 规格 、 取 样 批量 、 取 样 数 
量 、 取 样 方法 和 检测 项 目 等 内 容 所 进行 的 鉴定 、 检 查 。 例 如 ， 磺 筑 砂 桨 配合 比 设计 、 磺 筑 
砂浆 抗 压 试 块 、 混 凝 土 配合 比 设计 、 混 凝 土 抗 压 试 块 等 施工 单位 自制 或 自行 加 工 的 材料 按 
规范 规定 的 内 容 所 进行 的 鉴定 、 检 查 。 
(15) 总 承包 服务 费 : 是 指 总 承包 人 为 配合 、 协调 发 包 人 根据 间 家 有 关 规 定 进行 专业 
工程 发 包 、 自 行 采购 材料 、 设 备 等 现场 接收 、 TE NN 以 及 施工 现场 管理 、 竣 








工资 料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 费用 。 

5. 利润 , Sa 

FIAR REAK TAE SENER E TE REAREA 

6. 规 费 KS 

规 费 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 再 各 有 类 权力 部 站 定居 
取 的 费用 ， 包 括 ， X 


x XY 


1) 安全 文明 施工 费 2 Ç 
T ннан. 
(2) 文明 施工 费 ， EETA XE TIR E 
(3) EE TAUA AEMET EAE T DER Est & tU. 

(4) 临时 设施 费 是 指 施工 企业 为 进行 建设 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临 

时 建筑 物 、 梅 贷 物 和 其 他 临时 设施 费用 。 
临时 设施 包括 : 办 公 室 、 加 工场 ( 棚 )、 仓 库 、 堆 放 场地 、 宿 舍 、 了 卫生间、 食堂 、 文 

化 卫生 用 房 与 构筑 物 ， 以 及 规定 范围 内 的 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 

设施 。 
临时 设施 费 ， 包 括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 清 理 费 或 挫 销 费 等 
2) 社会 保险 费 
(1) 养老 保险 费 ;， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

D 失业 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

(3) 医疗 保险 费 ; 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 

(4) 生育 保险 费 ; 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 

(5) 工伤 保险 费 ; 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 

O 住房 公积金 ， 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

(т) 工程 排污 费 ， 是 指 按 规 定 缴纳 的 施工 现场 的 工程 排污 费 。 

(8) 建设 项 目 工伤 保险 : 按 鲁 人 社 发 [2015] 15 号 《关于 转发 人 社 部 发 C2014) 103 

号 文件 明确 建筑 业 参加 工伤 保险 有 关 问 题 的 通知 》， 在 工程 开工 前 向 社会 保险 经 办 机 构 交 

纳 ， 应 在 建设 项 目 所 在 地 参 保 。 按 建设 项 目 参加 工伤 保险 的 ,建设 项 目 确定 中 标 企 业 后 ， 























mAs 38232625070 





建设 单位 在 项 目 开 工 前 将 工伤 保险 费 一 次 性 拨付 给 总 承包 单位 ， 由 总 承包 单位 为 该 建设 项 





和 城乡 建设 3 
7. 税金 


税金 是 指 
备 不 作为 计 税 基础 。 





E 管 部 门 不 予 核发 施工 许可 证 。 

















目 使 用 的 所 有 职工 统一 办 理工 伤 保险 参 保 登记 和 缴费 手续 。 按 建设 项 目 参加 工伤 保险 的 房 
屋 建筑 和 市 政 基础 设施 工程 ， 建 设 单位 在 办 理 施工 许可 手续 时 ， 应 当 提交 建设 项 目 工伤 保 
伶 参 保证 明 ， 作 为 保证 工程 安全 施工 的 具体 措施 之 一 。 


安全 施工 措施 未 落实 的 项 目 ， 住 房 


家 税法 规定 应 计 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 增值 税 。 其 中 甲 供 材 料 、 甲 供 设 


按 工 程 造价 形成 划分 的 费用 项 目 组 成 


Y, 


依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) (GB 5050—2016, 在 清 单 计价 方式 下 ， 建 设 
工程 费 按 照 工程 造价 形成 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 丝 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 爹 组 


成 ， 如 图 8 -2 所 示 。 


















1. 人 工 费 
三 分 部 分 项 工程 由 -| ©те 
бу М ; 2. 材料 费 
Z [amiar л ^ 
X: ” | 5. 构 筑 物 工程 K а 
| Е 和 爆破 工程 л ш 3. 施 工 机 
Tes y| Бат нт 具 使 用 站 
Ар EO zx канат 
N Я O| 3. 冬 雨季 施工 增加 费 
~ 一 措施 项 目 费 4. 已 完工 程 及 设备 保护 费 
二 теши yiu 
ш =, Н хая 
L WFR 
1 暂 列 金额 2. 垂直 运输 机 械 旨 
2. ETRA Q. 
3. 特 殊 项 目 暂 估价 — s Ri 
4. 计 日 工 
Henua- $ umn 
6. 其 他 检验 试验 费 
| каша @ 环 境 保护 费 
@ 文 明 施 工 费 
1. 安全 文明 施工 费 加 安全 施工 费 
2. 社 会 保险 费 OD 养老 保险 费 【@ 临 时 设施 费 
[一 规 费 一 | 3. 住房 公积金 Ола 
4 тий @ 医 疗 保险 费 
5. 建设 项 目 工伤 保险 | @ 生 育 保险 费 
@ 工 伤 保险 费 
(во нё 


图 8-2 建设 工程 费用 项 目 组 成 表 ( 按 造 价 形成 划分 ) 
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1. 分 部 分 项 工程 费 

分 部 分 项 工程 费 是 指 各 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 应 予 列 支 的 各 项 费用 .。 

(1) 专业 工程 : 是 指 按 现行 国家 计量 规范 划分 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 、 通 用 安装 工 

程 、 市 政工 程 、 园 林 绿 化 工程 等 各 类 工程 。 

(2) 分 部 分 项 工程 : 指 按 现 行 国家 计量 规范 或 现行 消耗 量 定额 对 各 专业 工程 划分 的 
项 目 。 
如 房屋 建筑 与 装饰 工程 划分 的 土石 方 工程 、 地 基 处 理 与 边 坡 支 护 工程 、 桩 基础 工程 、 
砌 筑 工 程 、 钢 筋 及 混凝土 工程 等 。 

2. 措施 项 目 费 

措施 项 目 费 是 指 为 完成 工程 项 目 施工 ， 余生 于 该 工程 施工 少 你 和 施工 过 程 中 的 技术 、 
生活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 项 目 费用 。 | < 

1) 总 价 措施 费 ERAN 

Инти агаи ЕНЕГЕ яа: 多 数 企业 经 营 管理 情况 和 技 
术 水 平等 测算 发 布 了 费 率 的 措施 项 目 费 用 。 Y N $ 

总 价 措施 费 的 主要 内 容 包括 ， 

(1) 夜间 施工 增加 费 ， АЯ С NEIER ЙЕ, DEMET EER, BEINE 
工 照明 设备 捧 销 及 照明 用 电 等 费用 。 ОО 

D 二 次 搬运 费 ， Т ТҮ ЛТ ЖК 成 品 等 一 次 运 
输 不 能 到 达 堆 放 地 点 ， 必 须 进 行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 

施工 现场 场地 的 大 小 ， 因 工程 规模 、 工程 地 点 周边 情况 等 车 因 素 的 不 同 而 各 不 相同 
一 般 情况 下 ， 场 地 周边 围 挡 范 围 内 的 区 域 为 施工 现场 。 

若 确 因 场地 狭窄、 按 经 过 批准 的 施工 组 织 设计 ， 必须 在 施工 现场 之 外 存放 材料 或 必须 
在 施工 现场 采用 立体 架构 形式 存放 材料 时 ， 其 由 场 外 到 场 内 的 运输 费用 或 立体 架构 所 发 生 
的 搭设 费用 ， 按 实 另 计 。 

O 冬 雨 季 施 工 增加 费 : 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 十 
雪 ， 人 工 及 施工 机 械 效 率 降低 等 费用 。 

冬 雨 季 施工 增加 费 ， 不 包括 混凝土 、 砂 浆 的 骨 料 炒 拌 、 提 高 强度 等 级 ， 以 及 摊 加 于 其 
中 的 早 强 、 抗 冻 等 外 加 剂 的 费用 。 

(4) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措 
施 所 发 生 的 费用 。 

(5) 工程 定位 复 测 费 ， 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工 作 的 
费用 。 

(6) 市 政工 程 地 下 管线 交叉 处 理 费 ， 是 指 施工 过 程 中 对 现 有 施工 场地 内 各 种 地 下 交叉 
管线 进行 加 固 及 处 理 所 发 生 的 费用 ， 不 包括 地 下 管线 改 移 发 生 的 费用 。 

2) 单价 措施 费 

单价 措施 费 是 指 消 耗 量 定额 中 列 有 子 目 并 规定 了 计算 方法 的 措施 项 目 费 用 。 

单价 措施 项 目 见 表 8 -1 (本 表 仅 列 “ 安 装 工程 ”部 分 ， 其 他 略 ) 。 






































































































































项 目 8 =: гает 
表 8-1 专业 工程 措施 项 目 费 一 览 表 
序 号 项 目 名 称 (安装 工程 ) 
1 吊装 加 固 
2 金属 抱 杆 安装 、 拆 除 、 移 位 
3 平台 铺设 、 拆 除 
4 顶 升 、 提 升 装置 
5 大 型 设备 专用 机 具 
6 焊接 工艺 评定 
7 胎 〈 模 ) 具 制作 、 安 装 、 拆 除 у ` 
8 防护 棚 制 作 、 安 装 、 拆 除 K 
9 特殊 地 区 施工 增加 аі 
10 安装 与 生产 同时 进行 施工 增加 、< 
" m = ГЕ 
12 工程 系统 检测 、 RRL Ñ 
13 BE EROPA inan ы _ 
м ааст рч єх А 94 
15 Еа ` ш 
6 мола тва. оу А, жий жын 
17 УМ нт 分 
18 “ 非 夜间 施工 增加 
19 高 层 施工 增加 





3. 其 他 项 目 费 


D 暂 列 金额 : 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 的 一 笔 款 
项 ， 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 不 可 预见 的 材料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 
生 的 工程 变更 ,合同 约定 调整 因素 出 现时 工程 价款 的 调整 ， 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 等 


费用 。 





暂 列 金 额 ， 包 含 在 投标 总 价 和 合同 总 价 中 ,但 只 有 在 施工 过 程 


PERRA 


合同 约定 的 价款 支付 程序 ， 才 能 纳入 竣工 结算 价款 中 。 暂 列 金额 扣除 实际 发 4 


额 ， 仍 属于 建设 单位 所 有 。 
和 暂 列 金额 ， 一 般 可 按 分 部 分 项 工程 费 的 10% ——15% 19, 








E 了 并 且 符 合 
E 金 额 后 的 余 





D 专业 工程 暂 估价 ， 是 指 建设 单位 根据 国家 相应 规定 、 预 计 需 由 专业 承包 人 另行 组 
织 施 工 、 实 施 单独 分 包 〈 总 承包 人 仅 对 其 进行 总 承包 服务 )， 但 暂时 不 能 确定 准确 价格 的 














专业 工程 价款 。 
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专业 工程 暂 估价 ， 应 区 分 不 同 专 业 ， 按 有 关 计 价 规定 估价 ， 并 仅 作为 计 取 总 承包 服务 





费 的 基础 ， 不 计 入 总 承包 人 的 工程 总 造价 。 


(3) 特殊 项 目 暂 估价 ， 是 指 未 来 工程 中 肯定 发 生 、 其 他 费用 项 目 均 未 包括 ,但 由 于 材 





料 、 设 备 或 技术 工艺 的 特殊 性 ， 没 有 可 参考 的 计价 依据 、 事 先 难 以 准确 确定 其 价格 、 对 造 
价 影响 较 大 的 项 目 费 用 。 





(4) 计 日 工 : 是 指 在 施工 过 程 中 ,承包 人 完成 建设 单位 提出 的 工程 合同 范围 以 外 的 、 














突 发 性 的 零星 项 目 或 工作 ， 按 合同 中 约定 的 单价 计价 的 一 种 方式 。 


计 日 工 不 仅 指 人 工 ， е аи 机 械 ， 均 应 计 列 于 本 项 之 下 。 
(5) 采购 及 保管 费 : 定义 同 前 ， 此 处 略 。 
(6) 其 他 检验 试验 费 : синне a Жыш 


用 ， 新 结构 、 新 材料 的 试验 费用 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 的 费用 ， 
建设 单位 委托 检测 机 构 进 行 检测 的 费用 。 此 类 检测 发 生 的 费用 。 在 该 项 中 列 支 。 


建设 单位 对 施工 单位 提供 的 、 具有 出 厂 合格 证 明 的 材料 赤 求 进行 再 检验 ， 经 检测 不 合 


格 的 ， 该 检测 费用 由 施工 单位 支付 。 , x 
СТ) 总 承包 服务 费 : 定义 同 前 ， ЖИ, SSA 
Жш D = чеч TREMAN Mh ОК ГЕЛ X R 
(8) 其他: Е TJU3648. MRES ГОРЯТ 2, 
4. 规 费 ` ë 
定义 同 前 ， 此 处 略 。 Amon > х 
(1) BEXT: ткт PEA -2 
(2) 社会 保险 费 ， 定义 ‚йй, 、 А 
(3) 住房 公积金 定义 
(4) тз EINT, КАКЕ. — 
(5) 建设 项 目 工伤 保险 ， 定 义 同 前 ， 此 处 略 。 
5. 税金 
定义 同 前 ， 此 处 略 。 





























表 8-2 建设 工程 安全 文明 施工 措施 项 目 清单 








类 别 项 目 名 称 具体 要 求 
(1) 材料 、 构 件 、 料 具 等 堆放 时 ， 悬 挂 有 名 称 、 品 种 、 规 格 等 标牌 

材料 堆放 (2) 水 泥 和 其 他 易 飞 扬 细 颗粒 建筑 材料 应 密闭 存放 或 采取 覆盖 等 措施 ; 

环 (3) 易 燃 、 易 爆 和 有 毒 有 害 物品 分 类 存放 

境 

保 

护 ГЕ 施工 现场 应 设置 密闭 式 垃圾 站 ， 施 工 垃圾 、 生 活 垃圾 应 分 类 存放 。 
垃圾 清 运 可 š: 

费 施工 垃圾 必须 采用 相应 容器 或 管道 运输 








环保 部 门 要 求 所 需要 的 其 他 保护 费用 








项 目 8 сис ЕЕ 
























































( 续 ) 
类 别 项 目 名 称 具体 要 求 
аы O 现场 采用 封闭 围 挡 ， 高 度 之 1. 8m: 
жон D 围 持 材 料 可 采用 彩色 、 定 型 钢板 ， 砖 、 混 凝 土 副 块 等 墙 休 
= 在 进门 处 悬挂 工程 概况 、 管 理 人 员 名 单 及 监督 电话 、 安 全 生产 、 文 
x š 明 施工 、 消 防 保卫 五 板 及 施工 现场 总 平面 图 
HJ 
Ж 企业 标志 现场 出 入 的 大 门 应 设 有 本 企业 标识 或 企业 标识 
x (1) 道路 畅通 ; 
费 (2) 排水 沟 、 排 水 设施 通畅 ， 
5658 (3) 工地 地 面 硬化 处 理 ; 
(4) 绿化 
宣传 栏 等 
其 他 有 特殊 要 求 的 文明 施工 做 法 
(1) 临时 宿舍 、 mati, 
' 
现场 办 公 生活 设施 ”| D 施工 现场 办 公 < 侍 活 区 与 作业 区 分 开设 置 ， 保 持 安全 距离 
O тшу А 场 宿舍 、 食 堂 、 而 所、 人 饮水 设施 、 休 息 场 所 符 
合 卫生 和 еза 
вата зкана тави. меваи ДОН, 
% EN үе id Бн, ViJe, КӨШ. Би 
时 ОТТИ 
设 ar p М-ГЕ a watami ] 外 电线 路 ,设置 木质 、 塑 料 等 绝缘 体 的 防护 设施 
M | 现世 < A 
p |Z KS 《1) 按 三 级 配 电 要 求 ， 配 备 总 配 电 箱 、 分 配 电 箱 、 开 关 箱 三 类 标 准 
临时 NO tii. FRAR M. A 0. —їй. = i h е 
用 电 | 配 电 箱 开关 箱 | 器 应 是 合格 品 。 
(2) 按 两 级 保护 的 要 求 ， 选 取 符合 容量 要 求 和 质量 合格 的 总 配 电 箱 
和 开关 箱 中 的 漏电 保护 器 
接地 装置 保护 | ”施工 现场 保护 零 线 的 重复 接地 应 不 少 于 3 处 
施工 现场 临时 设施 用 水 | ”生活 用 水 、 施 工 用 水 
O) 在 脚手架 机 向 外 侧 1—2 处 的 部 位 ， 从 底部 随 脚手架 同步 搭设 ， 
包括 架 杆 、 扣 件 、 脚 手板 、 拉 结 短 管 、 基 础 垫 板 和 钢 底座 ， 
接 料 平台 (2) 在 脚手架 横向 1~2 处 的 部 位 ， 在 建筑 物 层 间 地 板 处 用 两 根 型 钢 
安 外 挑 ， 形 成 外 挑 平台 ， 包 括 两 根 型 钢 、 预 埋 件 、 斜 拉 钢 丝 强 、 平 台 底 
全 座 垫 板 、 平 台 进出 ) 料 口 门 及 周边 两 道 水 平 栏杆 
施 
上 下 脚手架 多 层 建 筑 施工 随 脚 手 架 搭设 的 上 下 脚手架 的 斜 道 ， 一 般 成 “之 ” 
费 人 行 通道 ( 斜 道 ) 字形 
一 般 防 护 安全 网 (水平 网 、 密 目 式 立 网 ) 、 安 全 帽 、 安 全 带 
通道 棚 包括 杆 架 、 扣 件 、 脚 手板 
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( 续 ) 
类 别 项 目 名 称 具体 要 求 
建筑 物 作业 周边 防护 栏杆 ， 施 工 电梯 和 物料 提升 机 吊 复 升降 处 防护 
防护 围栏 栏杆 ， 配 电 箱 和 固 位 使 用 的 施工 机 械 周 边 围栏 、 防 护 棚 ， 基 坑 周 边防 
护栏 村 及 上 下 人 斜 道 防护 栏杆 
灭火 器 、 砂 箱 、 消 防水 柄 、 消 防 铁 镍 〔 钧 )、 高 层 建 筑 物 安装 消防 水 
消防 安全 防护 。。 | 管 (钢管 、 软 管 )、 加 压 泵 等 
楼 板 、 屋 面 、 用 密 目 式 安全 立 网 全 封闭 ， 作 业 层 男 加 两 边防 护栏 杆 和 18cm 高 的 
阳台 等 临 边防 护 | 踢脚板 
设防 护 棚 ， 防 护 棚 应 чаони А 相距 50cm 094746. Bi 
ИЕП" ршен H АЗЕ НИ 
* | 临 边 | ， me i ÑIN. 除 封 闭 外 四 周 还 应 设 有 
同 口 
全 gn | ЖИП | ет кы а; 
“| 定型 化 、 SS 护 门 ; 在 电梯 井 内 每 隔 
r. | 高 处 ч 设置 定型 防护 门 ; fÉ dB B JEO 两 层 
费 үй 电梯 井口 防护 (<10m) mat ern 





防护 |。 楼梯 边 防护 


设 1, ee 工具 化 、 标 准 化 的 防护 栏杆 ，18cm 高 的 踢脚板 





% > x X, 








垂直 方向 
交叉 作业 防护 рии mamareng 15 
xI 带 ë F 
дария жаната ий 估 设 施 ， 有 操作 平台 ， 有 上 下 的 梯子 或 其 


他 形式 的 通道 、。 








危险 Т Sem 、 各 类 建筑 材料 及 废弃 物 堆放 标 志 牌 








各 种 应 急救 援 预案 的 编制 、 培 训 和 有 关 器 材 的 配置 及 检修 等 费用 








其 他 必要 的 安全 措施 








危险 性 较 大 工程 的 安全 措施 费 ， 各 市 根据 实际 情况 确定 


建设 工程 费用 计算 程序 


1. 定额 计价 计算 程序 ( 表 8 -3) 


表 8-3 定额 计价 计算 程序 











序号 费用 名 称 计算 方法 
D ea >) ( 工 日 消耗 量 X 人 工 单价 ) 十 > (材料 消耗 量 X 材料 单 
分 部 分 项 工程 费 
一 价 ) 十 六 (机 械 台 班 消耗 量 x 台 班 单价 )] x 分 部 分 项 工程 量 
计 费 基础 JD1 详 见 表 8 -5 











项 目 8 38232625070 


































































































( 续 ) 
序号 费用 名 称 计算 方法 
措施 项 目 费 2.1+2.2 
DEM у) ( 工 日 消耗 量 X 人 工 单价 ) 十 >) (材料 消耗 量 X 材 料 单 
2.1 单价 措施 费 
© 价 ) 十 > (机 械 台 班 消耗 量 x 台 班 单价 )] >< 单价 措施 项 目 工程 量 } 
2.2 总 价 措施 费 JD1X 相 应 费 率 
计 费 基础 JD2 详 见 表 8 -5 
其 他 项 目 费 3. 1 十 3. 3 十 … 十 3.8 
3.1 暂 列 金额 
3.2 专业 工程 暂 估价 - 
3.3 ”特殊 项 目 暂 估价 „Д 入 
三 |3.4 HHX 
s TERI ER 按 本 项 目 8. 1. 2 中 La 
3.6 其 他 检验 试验 费 ы" 
3.7 总 承包 服务 费 
3.8 其 他 XS 
四 | 企业 管理 费 Орг + у X ADIE 
五 | 利润 DR i 
规 费 4.154244. 3+4.4+4.5 у 
= -— 
4.1 安全 文明 施工 费 | 
— |4.2 社会 保险 费 É x ж 
^ Газ 住房 公积金 < [= 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
4 тїї = 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
45 T kiem 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
七 | 设备 费 (设备 单价 x 设备 工程 量 ) 
A | 税金 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 )X 税 率 
九 | 工程 费用 合计 一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 大 
2. 工程 量 清单 计价 计算 程序 (# 8-4) 
表 8-4 工程 量 清单 计价 计算 程序 
序号 费用 名 称 计算 方法 
分 部 分 项 工程 费 Ух 分 部 分 项 工程 量 ) 
分 部 分 项 工程 综合 单价 | Ji=1.1+1.2+1.3+1. 4+1. 5 
1.1 人 工 费 每 计量 单位 > ( 工 日 消耗 量 X 人 工 单价 ) 
_ |2 材料 费 每 计量 单位 >) (材料 消耗 量 X 材 料 单价 ) 
1.3 施工 机 械 使 用 费 每 计量 单位 D (机 械 台 班 消耗 量 ※ 台 班 单价 ) 
1.4 企业 管理 费 JQ1X 管 理 费 费 率 
1.5 利润 101 х 利润 率 
计 费 基础 JQ1 详 见 表 8 -5 
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( 续 ) 
序号 费用 名 称 计算 方法 
措施 项 目 费 2.1+2.2 
Уан стн x ATAM + >) (材料 消耗 量 x 
2.1 单价 措施 费 材料 单价 ) + >) (机 械 台 班 消耗 量 x 台 班 单价 ) + JQ2 x (管理 费 费 率 十 
利润 率 )] X 单价 措施 项 目 工程 量 } 
计 费 基础 JQ2 详 见 表 8 -5 
72 
ўз. Еа Уос x 分 部 分 项 工程 量 ) >x 4%; 十 (JQ1X 分 部 分 项 工程 
量 ) x 省 发 措施 费 费 率 x H x (管理 < Ji] 
其 他 项 目 费 3. 1 十 3.3 十 … 十 3.8 , 六 二 
3.1 暂 列 金额 xs 
” WANT 
3.2 专业 工程 暂 估价 Р RS 
入 - 
3.3 ”特殊 项 目 暂 估价 RA 
NA ху 
= |34 计 日 工 ` x 
У ЖЯ 8. 1.2 中 “其 他 项 目 履 ” 现 定 计算 
3.5 采购 保管 费 X X у” 
3.6 其 他 检验 试验 Xy 
X,Y 
3.7 总 承包 服务 费 K< 
3.8. Ж | 
7 
规 费 4. 1 十 4. 2 十 4. 3 十 4. 4 十 4. 5 
4.1 安全 文明 施工 费 (一 十 二 十 三 ) X 费 率 
4.2 社会 保险 费 (一 十 二 十 三 ) X 费 率 
四 
аз 住房 公积金 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
4.4 工程 排污 费 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
4.5 ”建设 项 目 工伤 保险 | ” 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
五 | 设备 费 D (设备 单价 >x 设备 工程 量 ) 
六 | 税金 (一 十 二 十 三 十 四 十 五 ) 关税 率 
+ | 工程 费用 合计 -+=+=+д+а+Ж 
























































项 目 8 сис ЕЕ 
3. 计 费 基础 说 明 ( 表 8-5) 
表 8-5 计 费 基础 一 览 表 
专业 | ， 
аю! ЛЕВ 计算 方法 
分 部 分 项 工程 的 省 价 人 工 费 之 和 
JDI 
D [分 部 分 项 工程 定额 > )( 工 日 消耗 重 x 省 人 工 单价 ) x 分 部 分 项 工程 量 ] 
Е 单价 措施 项 目的 省 价 人 工 费 之 和 十 总 价 措施 费 中 的 省 价 人 工 费 之 和 
计价 | Jp | 可 [单价 描 施 项 目 定额 避 ( 工 日 消耗 量 x 省 人 工 单价 ) x 单价 措施 项 目 
建筑 | 人 [ 程 量 ] + D ODI x 省 发 措施 费 费 率 x H) Y N 
装饰 | 个 74 
аз | T NA 
安装 „ H | дилаи (%) ММ 
ш | 分 部 分 项 工程 全 计量 单位 的 分 信人 于 委 之 和 
QI i 
rm Ay pai T НИЕ ЙЧ CT H Ñ 0 tt A A T i fr) 
MW 单价 措施 项 目 每 计 其 昔 位 的 省 价 人 工 费 之 和 
单 计 | JQ2 LAN 
价 单价 措施 项 由 每 计量 单位 >( 工 日 消耗 量 X 省 人 工 单价 
н | 总 价 措 施 费 中 兴工 费 含 量 (%) 六 人 
ç xx L “A 
н „А 
8.1.4 Г ; 
ESEJ eres X 


Y 
1. TENS 


fà 


1) 一 般 计 税法 下 建设 工程 措施 费 费 率 С 8-6) 























表 8-6 一 般 计 税法 下 建设 工程 措施 费 费 率 单位 :% 
алаа 夜间 施工 费 | 二 次 搬运 费 | 冬 雨季 施工 增加 费 | 已 完工 程 及 设备 保护 费 
专业 名 称 
安装 | 民用 安装 工程 2.50 2.10 2.80 1.20 
工程 工业 安装 工程 3.10 2.70 3.90 1.70 
2) 简易 计 税法 下 建筑 工程 措施 费 费 率 ( 表 8-7) 
表 8-7 简易 计 税 法 下 建设 工程 措施 费 费 率 单位 :% 
шаш 夜间 施工 费 | 二 次 搬运 费 | 冬 雨 季 施 工 增加 费 | 已 完工 程 及 设备 保护 费 
专业 名 称 
安装 | 民用 安装 工程 2.66 2.28 3.04 1.32 
工程 工业 安装 工程 3.30 2.93 4.23 1.87 
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3) 措施 费 中 的 人 工 费 含量 ( 表 8-8) 








表 8 -8 措施 费 中 的 人 工 费 含量 单位 : % 
费用 名 称 
NPP а те r 
专业 名 称 夜间 施工 费 | 二 次 搬运 费 | 冬 雨 季 施 工 增加 费 | 已 完工 程 及 设备 保护 费 
安装 工程 50 40 25 














2. 企业 管理 费 、 利 润 
D 一 般 计 税法 下 安装 工程 企业 管理 费 、 利 润 费 率 ( 表 8-9) _ 
表 8 -9 一 般 计 税 法 下 安装 工程 企业 管理 费 、 利 润 费 率 单位 :% 








费用 名 称 























I I П 
安装 民用 安装 工程 32 
rE 工业 安装 工程 |$ 32 














1 


i, 企业 管理 费 费 率 中 ,不 包含 总 承包 服务 费 费 率 。 < 


2) DBRT RETRE, ARR S -10) 
RSO 简易 计 税法 下 安装 十 程 企业 管理 费 、 利润 费 率 单位 :5 


























注 : 企业 管理 费 费 率 中 ,不 包含 总 承包 服务 费 费 率 。 


3) 总 承包 服务 费 、 采 购 保管 费 ( 表 8 -11) 














表 8-11 总 承包 服务 费 、 采 购 保管 费 费 率 单位 :% 
费用 名 称 费 ж 
总 承包 服务 费 3 
材料 2.5 
采购 保管 费 
设备 1 










































































项 目 8 а-л 
3. 规 费 
1) 一 般 计 税法 下 规 费 费 率 GR 8 -12) 
表 8-12 一 般 计 税法 下 规 费 费 率 单位 :% 
专业 名 称 安装 工程 
费用 名 称 民用 安装 工程 工业 安装 工程 
安全 文明 施工 费 4.98 4.38 
其 中 :1. 安全 施工 费 2.34 1.74 
2. 环境 保护 费 0. 29 
3. 文明 施工 费 0. 59 I 
4. 临时 设施 费 1.76 Ж, 
社会 保险 费 LS 《SN 
住房 公积金 ‚ a \_ 
ЕЖЕ ЕЗ mt `, ЧЕЖЕ ЯТ fE ЕЙ КТ M EAL REIH IN 
建设 项 目 工伤 保险 | 
2) 简易 计 税法 下 规 引 发 率 〈 表 .8 
ROIS 简易 计 税法 下 规 费 费 素 |、 单位 :% 
费用 名 称 民用 安装 工程 工业 安装 工程 
ГҮҮ Б У 4.98 1.38 
Др. 安全 施工 费 Г? 2.34 1.74 























“2. 环境 保护 费 0.29 
3. 文明 施工 费 0. 59 
4. 临时 设施 费 1.76 
社会 保险 费 1.52 
住房 公积金 
工程 排污 费 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
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4. 税金 ( 表 8 一 14) 
表 8-14 税率 





费用 名 称 





增值 税 








增值 税 (简易 计 税 ) 








【山东 省 建设 工程 
费用 项 目 组 成 及 
计算 规则 】 


© 
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8.1.5 “ 营 改 增 ” 简介 








根据 财政 部 和 国税 总 局 《关于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增值 税 试点 的 通知 》 (财税 C20163 
36 号 ) 的 精神 ， 建 筑 业 自 2016 年 5 月 1 日 起 纳入 营业 税 改 征 增值 税 试点 范围 。 为 适应 国 
家 税制 改革 要 求 ， 满 足 建筑 业 “ 营 改 增 ” 后 建设 工程 计价 需要 ， 山 东 省 工程 建设 标准 定额 
站 根据 《山东 省 建设 工程 造价 管理 办 法 》 (省 政府 令 第 252 号 ) 的 有 关 规 定 ， 对 在 山东 省 
内 销售 和 使 用 的 工程 造价 计价 软件 进行 功能 调整 。 具 体 要 求 如 下 。 

1. “ 营 改 增 ” 的 基本 概念 

“ 营 改 增 ” 就 是 将 原来 征收 的 营业 税 ， 改 为 现行 的 增值 税 。 

1) 营业 税 
营业 税 是 对 在 中 国境 内 提供 应 税 劳 务 、 назна ва А. 就 
其 所 取得 的 营业 额 征收 的 一 种 税 ， 是 一 种 流转 价 内 税 。 XN 



























































营业 税 的 计算 方法 ， 应 纳税 额 = 营业 额 X 税 率 。 其 中 计 税 范围 和 税率 见 表 8 - 15. 
营业 税 的 弊病 是 道道 征 税 、 全 额 征 税 、 жй. 不 R 利 于 社会 分 工 。 
k 
表 8-15 semana 

в B RANJ F в жш 
一 、 交 通 运输 业 УУ” x 3% 
ETA к А 3% 
г. оче TA 5% 
WIzTTYVUNm KZ 3% 
Ок, 文化 体育 业 f> зи 

”六 、 娱 乐 业 5%~20% 
七 、 服 务 业 5% 
八 、 转 让 无 形 资产 5% 
九 、 销 售 不 动产 5% 





2) 增值 税 

增值 税 是 对 销售 货物 或 者 提供 加 工 、 修 理 修配 劳务 以 及 进口 货物 的 单位 和 个 人 就 其 实 
现 的 增值 额 征收 的 一 个 税种 ,是 价 外 税 。 

增值 税 一 般 计 税 方法 : 应 纳税 额 三 当前 销 项 税额 一 当前 进项 税额 

三 销售 额 X 税 率 一 当前 进项 税额 

增值 税 简易 计 税 方法 :应 纳税 额 = 销 售 额 X 征 收 率 

增值 税率 计 税 范围 和 税率 见 表 8 -16。 

实施 增值 税 的 优势 .以 增加 值 征 税 ， 环 环 征 税 、 层 层 抵 扣 ,消除 了 重复 征 税 ， 彻底 打 
通 全 行业 抵 扣 链条 ,有 利于 促进 专业 分 工 ， 提 高 创新 能 力 ,促进 国家 经 济 转型 升级 。 
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表 8-16 增值 税率 计 税 范围 和 税率 
一 般 计 税 方法 в ж 
(一 ) 销售 或 进口 货物 除 (二 ) 以 外 的 货物 17% 
(二 ) 销售 或 进口 下 列 货物 : 
1. 粮食 、 食 用 植物 油 ， 
2. 自来水 、 上 暖气、 冷气 、 热 水 、 煤 气 、 石 油 液 化 气 、 天 然 气 、 沼 
、 居 民 煤 炭 制品 ; 13% 
з. 图 书 、 报 纸 、 杂 志 ; 
4. 饲料 、 话 费 、 农 药 、 农 机 、 农 膜 ; 
5. 国务 院 规定 的 其 他 货物 : 农产品、 音像 制品 、 电 子 出 版 物 、 二 甲 醚 











д 




















= 出 口 货物 ， 国 务 院 另 有 规定 的 除外 | 0 

= 提供 加 工 、 修 理 修 配 劳务 Хм, 17% 
提供 交通 运输 业 、 邮 政 业 服务 、 基 础 电信 服务 、 建 筑 服务 Ç 11% 

i 提供 有 形 动产 租赁 服务 V S) 17% 

Л 、 

а ОЕА ЕЕ 物流 辅助 服 Е 











务 、 鉴 证 咨询 服务 、 广 播 影视 服务 及 增值 电信 服务 一 





2. 营业 税 与 增值 税 的 差异 A N 
关于 营业 税 与 增值 税 的 差异 ,如 图 8 -3 所 示 。 








图 8-3 营业 税 与 增值 税 的 差异 


举例 说 明 ， 见 表 8 - 17, 
表 8 -17 营业 税 与 增值 税 的 差异 举例 

















假设 征收 营业 税 (税率 10%) 假设 征收 增值 税 (税率 10%) 
环节 | 进 价 | 销售 额 | mima км 环节 | 进 价 | 销售 额 | mim 
1 0 100 100 10 1 0 100 100 10 
2 100 160 60 16 2 100 160 60 6 
3 160 300 140 30 3 160 300 140 14 
合计 | 260 560 300 56 合计 | 260 560 300 30 
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3. 增值 税 的 简易 计 税法 和 一 般 计 税法 
具体 内 容 见 本 书 项 目 1“ 知 识 链接 一 一 关于 增值 税 的 简易 计 税 和 一 般 计 税 ”， 此 处 不 再 


FOR. 
8 2 “安装 工程 招标 控制 价 及 投标 价 的 编制 
ЕРЕН 工程 量 清 单 计价 概述 Ж, 


1. 工程 量 清单 计价 的 概念 \ 

TARREI HN ЖЫН SER TEEN И ТП ARE А ЛБ ТВАЕ, ЧЕ 
目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 SS- ` 

在 建设 工程 招 投 标 过 程 中 ， 除 投标 人 根据 招标 火 提 供 的 工程 量 清单 编制 的 “投标 价 ” 进 
行 投标 外 ， 招 标 人 还 应 根据 工程 量 清单 编制 “招标 控制 价 ”。 招 标 控制 价 是 公开 的 最 高 限 价 
体现 了 公开 、 公 正 的 原则 。 投 标 人 的 投标 报信 车 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 应 予 拒绝 。 

2. 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500—2013) 简介 

《建设 工程 证 程 量 清单 计价 规范 》 (ОВ 50500—2013) 包括 正文 和 

EHRE шж. ЖАЯН Л. ЧЕЖЕ 16 章 ， 包 括 总 则 、 术 语 、 

as 一 般 规 定 、 工 程 量 清单 编制 \ 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 合 同 价款 约定 、 

BMR 、， 开 程 计量 、 合 同 价款 调整 ”合同 价款 期 中 支付 、 竣 工 结算 与 支付 、 合 
【 奸 流 帮工 各 昌 、) 同 解除 的 价款 结算 与 支付 、 合 同 价款 争议 的 解决 、 工 程 造 价 鉴 定 、 工 
mU 程 计价 资料 与 档案 、 工 程 计价 表格 。 附 录 共 11 项 ， 包 括 物价 变化 合同 
价款 调整 方法 、 工 程 计价 文件 封面 、 工 程 计价 文件 雇 页 、 工 程 计价 总 说 明 、 工 程 计价 汇总 
表 、 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 、 其 他 项 目 计价 表 、 规 费 /税金 项 目 计价 
表 、 工 程 计量 申请 (核准) 表 、 合 同 价款 支付 申请 (核准 ) 表 、 主 要 材料 /工程 设备 一 
览 表 。 


РЕЩ 安装 工程 招标 控制 价 的 编制 


1. 招标 控制 价 的 概念 与 相关 规定 

招标 控制 价 是 指 招标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 有 关 计 价 依据 
和 办 法 ， 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 结 合 工程 具体 情况 编制 的 招标 工程 的 最 
高 投标 限 价 。 
国有 资金 投资 的 建设 工程 招标 ， 招标 人 必须 编制 招标 控制 价 。 
招标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编 
制 和 复核 。 




















项 上 





招标 控制 价 应 在 招标 时 公布 ， 不 应 上 调 或 下 浮 ， 招 标 人 应 将 招标 控制 价 及 有 关 资 料 报 


送 工 程 所 在 地 或 有 该 工程 管辖 权 的 行业 管理 部 门 工程 造价 管理 机 构 备 查 。 当 招标 控制 价 超 
过 批准 的 概算 时 ， 招 标 人 应 将 其 报 原 概算 审批 部 门 审核 。 


月 














2. 招标 控制 价 的 编制 依据 

(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500—2013). 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 

(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 拟定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 。 

(5) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 

(7) 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ， нн ыш; 参照 市 场 价 。 





(8) 其 他 的 相关 资料 。 А 
з. 招标 控制 价 编制 用 表 及 相关 规定 р «М 
1) 封面 УСУ 


招标 控制 价 封面 举例 如 图 8 一 4 所 示 。 其 中 图 ON 为 招标 人 自行 编制 招标 控制 价 

































































Н, 8-4 (b) ЭЙЕ A 46 T. BEE MYE fJ A ABH ЕЕ š 
`A 
А £ N P re 
ХБ, жи gag 、 MKM, йм ты 
ив AAS 、 йене 
77 „ \ \ > 
, ZX x 
x x 
招标 控制 价 (小 写 )。 2262558437% 二 \ ñpun $): 226255843 元 
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ев) (фея ел) ай) ҮҮТ 
КТ ета РР Я 法 定 代表 人 XX 工程 造价 咨询 企业 
(ае й Фу ETRAF) (788 етай у 
ххх XXX 签字 XXX 签字 ххх 
maa Жиле uan 着 造价 工程 师 专用 章 。 | | ыл, 。 аленя аю А. ЖЕЙ тен 
сш ABS eH) (造价 工程 师 签 字 蔓 专用 章 ) (造价 人 员 签 字 荔 专用 章 ) ай тегей ЄЛ) 
编制 时 间 : XXXX 年 X 月 X 日 复核 时 间 : XXXxXx 年 Xx 月 X 日 ЖЫНЫ: xxxxtEx Bx H 复核 时 间 : XXX X 年 X 月 X 日 
(a) 招标 人 自行 编制 招标 控制 价 的 封面 (b) 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 招标 控制 的 封面 


图 8 -4 招标 控制 价 封面 


2) 总 说 明 
招标 控制 价 总 说 明 的 内 容 应 包括 : 
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(1) 采用 的 计价 依据 ; 
(2) 采用 的 施工 组 织 设计 ; 
采 
综 

















(3) 采用 的 材料 价格 来 源 ; 
(4) 综合 单价 中 的 风险 因素 、 风 险 范围 幅度) ; 
(5) 其 他 。 
投标 控制 价 总 说 明 举 例 见 表 8 -18。 
表 8 -18 招标 控制 价 总 说 明 
总 说 明 
工程 名 称 ， 某 大 厦 安 装 工程 第 1 页 共 1 页 


І. 工程 概况 ， 本 工程 建设 地 点 位 于 X 市 Xx 路 20 号。 工程 由 30 层 高 主楼 及 其 南 侧 5 层 高 的 裙 房 组 
成 。 主 楼 与 裙 房 间 首 层 设 过 街 通道 作为 消防 政 散 通道 。 建筑 地 下 部 分 功能 主要 为 地 下 车 库 兼 设备 用 房 。 

















建筑 面积 73000m? ， 主 楼 地 上 30 层 、 地 下 3 层 ， 裙 楼 地 上 5 层 、 地 下 3, 层 ; 三 层 层 高 3. em， 地 下 
二 层 层 高 4. 5m， 地 下 一 层 层 高 4. бт. 一、 二 、 四 层 层 高 5. 1m, 层 层 高 为 3. от. ЕА: 
主楼 122. 10m， 裙 楼 23. 10m。 结 构 类 型 : KT ， 裙 楼 为 框架 工程 ; 基础 为 钢筋 混 
凝 土 桩 基础 。 

2. 工程 招标 范围 : 本 次 招标 范围 为 施工 图 (图 纸 十 号 Ёз, хх, XX J X H) 范围 内 
除 消防 系统 、 综 合 布线 系统 、 门禁 等 分 包 项 目 以 灰 的 汇 程 ， ен 预 留 部 分 包含 
在 本 次 招标 范围 内 。 X< N 





3. 招标 控制 价 的 编制 依据 。 
O 扣 标 文件 提供 的 工程 是 浓 间 SRS 人 要求， 
(2) 工程 施工 设计 图 纸 及 相关 资料 





е 
е. адий илен. 

(4) 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 。 、 

(5) 工程 关 别 判断 依据 及 工程 关 别 ， УЛТ Л 《山东 省 建筑 安装 
费用 项 目 组 成 及 计算 规则 )， 确 定 本 工程 为 了 [类 2 

(6) 人 工 工 及 单价 、 施 工 机 械 台 班 单价 按照 工程 造价 管理 机 构 现行 规定 计算 。 本 例 中 人 工 工 日 单 
价 按 103 元 / 工 日 计算 。 材 料 价格 采用 2017 年 工程 造价 信息 第 1 季度 信息 价 ， 对 于 没有 发 布 信息 价格 
的 材料 ， 其 价格 参照 市 场 价 确定 

Ст) 费用 计算 中 各 项 费 率 按 工程 造价 管理 机 构 现行 规定 计算 。 

(8) 电气 安装 工程 的 盘 、 箱 、 柜 列 为 设备 ， 给 排水 安装 工程 中 的 成 套 供水 设备 、 水 箱 及 水 箱 消毒 
器 、 水 泵 、 空 调 安装 工程 的 泵 类 、 分 集 水 器 、 水 箱 、 软 水 器 、 换 热 器 、 水 处 理 器 、 风 机 、 静 压 箱 、 消 
声 弯 头 、 风 机 盘 管 、 电 热 空气 幕 、 通 风 器 、 空 气 处 理 机 组 、 油 烟 净化 器 、 冷 水 机 组 等 均 列 为 设备 ,在 
投标 报价 中 不 计 人 以 上 设备 的 价值 。 

(9) 空气 检测 费 未 计 和 控制 价 ， 结 算 时 按 实 调整。 

其 他 略 。 








3) 汇总 表 

由 于 编制 招标 控制 价 和 投标 报价 包含 的 内 容 相同 ， 只 是 对 价格 的 处 理 不 同 ， 因 此 ， 对 
招标 控制 价 和 投标 报价 汇总 表 的 设计 使 用 同一 表格 。 在 实际 工程 应 用 时 ， 对 招标 控制 价 和 
投标 报价 可 分 别 印 制 该 表格 。 

汇总 表 包 括 工程 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 〈 表 8-19)、 单 项 工程 招标 控制 价 / 
投标 报价 汇总 表 ( 表 8 一 20)、 单 位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 CR 8-21). 
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表 8-19 工程 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
其 中 (元 ) 
暂 估价 | 安全 文明 施工 费 规 费 











序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 
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合计 RS T 
， 本 表 适 用 于 工 чери тат в. XY. 
яз varansa amarus 












工程 名 称 $ 第 页 共 页 
A 3 其 中 (元 ) 
те sataan WO | aen | 安全 文明 施工 费 | mm 






























































合计 
E 本 表 适 用 于 单项 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 暂 估价 包括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估价 和 专 


业 工 程 暂 估 价 。 
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表 8-21 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 


工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 金额 (元 ) 其 中 : 暂 估价 (元 ) 





1 分 部 分 项 工程 费 
11 








1.2 





1.3 
2 | 措施 项 目 费 
2.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 
3 | 其 他 项 目 YA 
зл | 其中; 暂 列 金额 -KS 
3.2 | 其 中 : 专业 工程 暂 估价 
зз | 其 中 ; 计 日 工 ARF 
3.4 | Жр: 总 承包 服务 费 Ñ 
4 规 费 SQ ~ 
5 税金 sS — 
招标 控制 价 合计 一 +2 二 AK XU、 
: 本 表 适 用 于 单位 工 TE 或 投标 报价 的 汇总 .， щт: 程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 
汇总 。 .入 2 м, 以 一 
D ОО ш 与 计价 表 у У? 
本 书 项 o 分 部 分 项 工程 量 清单 表 和 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 两 表 合 
一 ， 采 用 这 一 表现 形式 ， 大 大 减少 了 投标 人 因 两 表 分 设 可 能 带 来 的 出 错 的 概率 。 
isa uN MU. 投标 价 、 竣 工 结算 的 最 基本 的 用 表 。 
招标 控制 价 中 的 分 部 分 项 工程 费 应 根据 招标 文件 中 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 特征 
描述 及 有 关 规 定 ， 按照 招标 控制 价 的 编制 依据 ,确定 综合 单价 进行 计算 。 招 标 控制 价 中 的 
综合 单价 应 包括 招标 文件 中 划分 的 应 由 投标 人 承担 的 风险 范围 及 其 费用 。 招 标 文件 中 没有 
明确 的 ， 如果 是 工程 造价 咨询 人 编制 ， 应 提请 招标 人 明确 ; 如 果 是 招标 人 编制 ， 应 予 
明确 。 
分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 中 的 单价 项 目 ， 应 根据 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 项 
目 中 的 特征 描述 及 有 关 要 求 确定 综合 单价 计算 。 招 标 文件 提供 了 和 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 
的 单价 计 入 综合 单价 。 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 中 表 1-5 
5) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 和 工程 设备 费 、 施 工 机 具 
使 用 费 和 企业 管理 费 、 利 润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 
工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 是 评 标 委员 会 评审 和 判断 综合 单价 组 成 和 价格 完整 性 、 合 
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mAs 98232625070 





理性 的 主要 基础 ， 对 因 工程 变更 调整 综合 单价 也 是 必 不 可 少 的 基础 价格 数据 来 源 。 采 用 经 
评审 的 最 低 投标 价 法 评 标 时 ， 该 分 析 表 的 重要 性 更 为 突出 。 

该 分 析 表 集中 反映 了 构成 每 一 个 清单 项 目 综合 单价 的 各 个 价格 要 素 的 价格 及 主要 的 
“ 工 、 料 、 机 ”消耗 量 。 编 制 招标 控制 价 和 投标 报价 时 ， 需 要 对 每 一 个 清单 项 目 进行 组 价 ， 
为 了 使 组 价 工 作 具 有 可 追溯 性 〈 回 复评 标 质疑 时 尤其 重要 )， 需 要 标明 每 一 个 数据 的 来 源 。 
该 分 项 表 实 际 上 是 招标 人 编制 招标 控制 价 和 投标 人 投标 组 价 工作 的 一 个 阶段 性 成 果 文件 。 

编制 招标 控制 价 ， 使 用 本 表 应 填写 使 用 的 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 定额 
名 称 。 


工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 8 - 22。 
表 8 -22 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 ， ий. 分 第 页 共 页 
项 目 编码 项 目 名 称 T wasa 















清单 综合 单价 组 成 明细 
пуа ^ 

定额 | 定额 =m |в ms 

编号 | 名 称 | 单位 was 
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„у Ф 
58 29 
VA Ww L 
2 小 | 9 F 
ÉS | Ж 
М IS 
人 工 单价 DAY 小 it 
元 / 工 昌 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 
暂 估 | к 
Р 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 par 单价 | 合计 
材 (元 ) (元 ) 
料 
费 
明 
细 
其 他 材料 费 一 
材料 费 小 计 = 

















Е. 1. 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定 额 项 目 、 编 号 等 。 
2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 
i” e. 
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6) 招标 控制 价 中 的 措施 项 目 费 
采用 单价 项 目 方式 计价 的 措施 项 目 ， 应 按 措施 项 目 清单 中 的 工程 量 ， 并 按照 招标 控制 
价 的 编制 依据 确定 综合 单价 ， 填 人 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清 单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 
目 1 中 表 1-5。 
采用 总 价 项 目 方式 计价 的 措施 项 目 ， 应 根据 拟定 的 招标 文件 和 常规 施工 方案 ， 按 照 招 
标 控制 价 的 编制 依据 计价 ， 包 括 除 规 费 、 税 金 以 外 的 全 部 费用 。 措 施 项 目 清 单 中 的 安全 文 
明 施 工 费 必须 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 行政 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费 
用 。 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 本 书 项 目 1 中 表 1-8。 
7) 招标 控制 价 中 的 其 他 项 目 费 计价 的 相关 规定 























(1) 暂 列 金额 。 
为 保证 工程 建设 施工 的 顺利 实施 ， 应 对 施工 过 程 中 可 能 出 现 的 各 种 不 确定 лу, 
造价 的 影响 ， 在 招标 控制 价 中 估算 一 笔 暂 列 金 额 。 暂 列 金额 可 根据 起程 的 复杂 、 设 计 








深度 、 工 程 环境 条 件 (包括 地 质 、 水 文 、 气 候 条 件 等 ) HIRIE зе 5 A 
费 和 措施 项 目 费 的 10% 一 15% 作 为 参考 。 

(备注 : сиже r тыш н нл 规定 ， 暂 列 金 额 可 按 分 部 分 项 工 
程 费 的 10% 一 15% 作 为 参考 , ешик A 

(2) 暂 估价 。 

暂 估价 类 似 于 FIDIC 合同 条 款 中 的 " a Cost Items， 在 招标 阶段 预见 肯定 发 生 ， 只 
是 因为 标准 不 明确 或 者 需要 专业 承包 人 完 ©. 暂时 无 法 确定 其 价格 或 金额 。 为 方便 合同 管 
理 和 计价 ， 需 要 纳入 工 程 量 清单 项 目 综合 单价 中 的 暂 估 俐 最 好 只 是 材料 费 ， 以 方便 投标 人 
组 价 。 对 于 专业 工程 暂 估价 二 般 应 是 综 A BA A .包括 除 规 费 、 税金 以 外 的 管理 费 、 利 
润 等 。 „ә s X 

D ЖИТ, Ee O 

ЕЕН TA TO 材料 和 施工 机 械 。 анин. 对 计 日 工 中 的 人 工 单 价 和 
施工 机 械 台 ; 班 单价 应 按 省 级 、 行业 建设 主管 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 管理 机 构 公 布 的 单价 
计算 ， 材料 应 按 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 中 的 材料 单价 计算 ， 工程 造价 信息 
未 发 布 的 材料 单价 ， 其 价格 应 按 市 场 调查 确定 的 单价 计算 。 

(4) 总 承包 服务 费 。 

编制 招标 控制 价 时 ， 总 承包 服务 费 应 按照 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 
“2013 清单 计价 规范 ”在 条 文 说 明 中 列 出 的 标准 仅 供 参考 ， 当 招标 人 仅 要 求 总 承包 人 对 其 
发 包 的 专业 工程 进行 施工 现场 统一 管理 和 协调 、 对 竣工 资料 进行 统一 汇总 整理 等 服务 时 ， 
总 承包 服务 费 按 发 包 的 专业 工程 估算 造价 的 1.5% 计 算 ; 当 招 标 人 既 要 求 总 承包 人 对 其 发 
包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 ,又 要 求 提供 相应 配合 服务 时 ， 总 承包 服务 费 根据 招 
标 文件 列 出 的 配合 服务 内 容 ， 按 发 包 的 专业 工程 估算 造价 的 3% 一 5% 计 算 ; 招标 人 自行 供 
应 材料 、 设 备 的 ， 按 招 标 人 供应 材料 、 设 备 价值 的 1% 计 算 。 

招标 控制 价 中 的 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 中 表 1-9~ 表 1-14。 

8) 关于 规 费 、 税 金 

“2013 清单 计价 规范 ”中 规定 : 规 费 和 税金 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 
规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 本 规定 为 强制 性 条 文 。 

规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 中 表 1-15。 
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ЕЕН 安装 工程 投标 价 的 编制 


1. 投标 报价 的 概念 与 相关 规定 

投标 报价 是 指 在 工程 采用 招标 发 包 的 过 程 中 ， 投 标 人 或 由 其 委托 的 具有 相应 资质 的 
程 造价 咨询 人 按照 招标 文件 的 要 求 ， 根 据 工 程 特点 ， 并 结合 自身 的 施工 技术 、 装 备 和 管理 
水 平 ， 依 据 有 关 计 价 规范 自主 确定 的 工程 造价 ， 是 投标 人 希望 达成 工程 承包 交易 的 期 望 价 
格 ， 它 不 能 高 于 招标 人 设 定 的 招标 控制 价 ， 但 不 得 低 于 成 本 。 

采用 工程 量 清单 方式 招标 的 工程 ， 为 了 使 各 投标 人 在 投标 报价 中 具有 共同 的 竞争 平 
台 ， 所 有 投标 人 必须 按照 招标 人 提供 的 工程 量 清单 填报 价格 。 填 写 的 项 目 编码 、 项 目 名 
称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 必须 与 招标 人 提供 的 一 致 。 入 

2. 投标 报价 的 编制 依据 < 

(1) 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 ССВ 50500— 019) ü 

с) жаен, газолина, 

(3) 企业 定额 、 国 家 或 省 级 、 行业 建设 行政 主管 部 门 颁发 的 计 价 定额 和 计价 办 法 。 

(4) 招标 文件 、 工程 量 清单 及 其 补充 通知 \ ,答疑 纪要 。 

(5) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 2 ~- 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 拟定 的 投标 施工 组 织 设 计 或 施工 方案 。 

(7) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 。 (Г 

(8) 市 场 价格 信 TE T 

(9) 其 他 的 相关 资料 一 

3. 投标 报价 编制 用 表 及 相关 规定 

D Жа ух 

投标 总 价 封面 举例 如 图 8 -5 所 示 。 投 标 人 编制 投标 报价 时 ， 由 投标 人 单位 注册 的 造 
价 人 员 编 制 。 投 标 人 盖 单 位 公章 ,法定 代表 人 或 其 授权 人 签字 或 盖 章 ; 编制 的 造价 人 员 
(造价 工程 师 或 造价 员 ) 签字 盖 执 业 专用 章 。 

投标 总 价 应 当 与 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 和 规 费 、 税 金 的 合计 金额 
一 致 。 即 投标 人 在 进行 工程 量 清单 招标 的 投标 报价 时 ， 不 能 进行 投标 总 价 优惠 (或 降价 、 
让 利 )， 投 标 人 对 投标 报价 的 任何 优惠 〈 或 降价 、 让 利 ) 均 应 反映 在 相应 清单 项 目的 综合 
单价 中 。 

2) 总 说 明 

投标 报价 总 说 明 的 内 容 应 包括 : 

(1) 采用 的 计价 依据 ; 

(2) 采用 的 施工 组 织 设计 ; 

(3) 综合 单价 中 风险 因素 、 风 险 范 围 (幅度 ); 

(4) 措施 项 目的 依据 ; 

(5) 其 他 相关 内 容 的 说 明 等 ; 

投标 报价 总 说 明 举 例 见 表 8 — 23. 
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招标 总 价 


fl 标 人: 大 厦 建 设 单位 
工 程 名 称 : 某 大 厦 建 筑 、 安 装 工程 
招标 总 价 (小 写 ): 。 _226019715 元 

(大 写 ): 贰 亿 贰 任 陆 佰 零 过 万 玖 任 米 佰 壹 拾 伍 元 














XX 建筑 安装 公司 
# 标 A: Ym w 
(单位 盖 章 ) 





法 定 代表 人 : x x 建筑 安装 公司 y 
或 其 授权 A: ккал УКУ 
(签字 或 盖 章 ) «М 


Кл 
Mi 
ая МЫ А: ЖИЫ нү. 


ТЯ 





编 制 时 间 : RN XX. 








— 
Z т; 5 TA 
— 表 8-23 投标 报价 


у” 

KERRIE x xx 

市 x 路 20 号 。 工 程 由 30 层 高 主楼 及 其 南 侧 5 层 高 的 裙 房 组 
Ж. ИТТИ НИЗ fE: 29 5 БГ ОШОН. ЗАСЫ F ЙБ EEEN F ERM D o 
建筑 面积 73000m2 ， 主 楼 地 上 30 层 、 地 下 3 层 ， 裙 楼 地 上 5 层 、 地 下 3 层 ; 地 下 三 层 层 高 3. 6m， 地 下 
二 层 层 高 4. 5m， 地 下 一 层 层 高 4. бт, 一 、 二 、 四 层 层 高 5. lm， 其 余 楼 层 层 高 为 3. 9m。 建 筑 构 高 : 
主楼 122. 10m， 裙 楼 23. 10m。 结 构 类 型 : 主楼 为 杠 保 - 剪 力 墙 结构 ， 裙 楼 为 框架 工程 ; 基础 为 钢筋 混 
凝 土 桩 基础 。 

2. 工程 招标 范围 ， 本 次 招标 范围 为 施工 图 (图纸 工 号 ; ххххх, 日 期 x 年 x 月 x 日 ) 范围 内 
除 消防 系统 、 综 合 布线 系统 、 门 禁 等 分 包 项 目 以 外 的 工程 安装 分 包 项 目的 主体 预 埋 、 预 留 部 分 包含 
在 本 次 招标 范围 内 。 

3. 投标 报价 的 编制 依据 。 

(1) 招标 文件 提供 的 工程 量 清单 及 有 关 计价 要 求 ， 招标 文件 的 补充 通知 和 答疑 纪要 。 

(2) 工程 施工 设计 图 纸 及 相关 资料 、 投 标 施工 组 织 设计 。 

G) 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 建 筑 资 料 。 

(4)《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 及 相应 计算 规则 、 费 用 定额 等 。 

(5) ЖТЖ ПЖ. 

(6) 人 工 工 日 单价 按 103 元 / 工 日 报价 。 材 料 价格 根据 本 公司 掌握 的 价格 情况 并 参照 工程 造价 管理 
机 构 2017 年 工程 造价 信息 第 1 季度 信息 价 确定 。 施 工 机 械 台 班 单价 根据 本 公司 掌握 的 价格 情况 并 参照 
工程 造价 管理 机 构 发 布 价格 确定 。 

(7) 设备 费用 未 计 人 本 投标 报价 中 。 





\ 
МТ" 
















项 上 





3) 汇总 表 
汇总 表 包 括 工程 项 目 投标 报价 汇总 表 K 8 - 19)、 单 项 工程 投标 报价 汇总 表 ( 表 8- 20)、 
单位 工程 投标 报价 汇总 表 ( 表 8 -21)。 
4) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
编制 投标 报价 时 ,分 部 分 项 工程 量 清单 应 采用 综合 单价 计价 。 确 定 综合 单价 的 最 重 
要 依据 之 一 是 该 清单 项 目的 特征 描述 ,投标 人 投标 报价 时 应 依据 招标 文件 中 分 部 分 项 工 
程 量 清单 项 目的 特征 描述 确定 清单 的 综合 单价 。 在 投标 过 程 中 ， 当 出 现 招标 文件 中 分 部 
分 项 工程 量 清单 特征 描述 与 设计 图 纸 不 符 时 ， 投 标 人 应 以 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 特 
征 描述 为 准 ， 确 定投 标 报价 的 综合 单价 。 当 施工 中 施工 图 纸 或 设计 变更 与 工程 量 清单 项 
目 特征 描述 不 一 致 时 发、 承包 双方 应 按 实际 施工 的 项 目 特征 ,依据 合同 约定 重新 确定 
综合 单价 。 
综合 单 从 中 应 包括 招标 文件 中 划分 的 应 由 投标 人 承担 的 风险 沧 闻 及 其 中 用， 招标 文件 
中 没有 明确 的 ， 应 提请 招标 人 明确 。 EAN 
分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 中 表 1 -5。 投标 人 对 表 中 的 “项 目 纺 
码 ”“ 项 目 名 称 ”“ 项 目 特征 ”“ 计 量 单位 ” “工程 量 ” 均 不 应 做 改动 。 “综合 单价 ”“ 合 价 ” 
自主 决定 填写 ， 对 其 中 的 “ 暂 估价 ” 栏 ， 投标 人 应 将 招标 文件 中 提供 了 暂 估 材料 单价 的 暂 
估价 计 入 综合 单价 ， 并 应 计算 出 暂 估 单 价 的 材料 在 “综合 单价 ”及 其 “ 合 价 ” 中 的 具体 数 
额 ， 因 此 ， 为 更 详细 反映 暂 估 价 情况 也 可 在 表 中 增设 一 一 栏 “ 综 合 单价 ”其 中 “和 暂 估 价 ”。 
D 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 <、 x < 
工程 量 清单 综合 单 从 分析 过 见 溉 3- 22, X 
编制 投标 报价 时 ， 使 用 森 表 可 十 ;使用 的 省 多 行业 建 设 行政 主管 部 门 作 布 的 计价 定 
额 ， 如 不 使 用 ， 则 不 填写 ， 
6) 投标 报价 中 的 措施 项 目 费 
由 于 各 投标 火 拥 有 的 施工 装备 、 技术 水 平和 采用 的 施工 方法 有 所 差异 ， 招标 人 提出 的 
措施 项 目 清单 是 根据 一 般 情况 确定 的 ， 没 有 考虑 不 同 投标 人 的 “个 性 *， 投 标 人 投标 时 根 
据 自身 编制 的 投标 施工 组 织 设计 (或 施工 方案 ， 确定 措施 项 目 ， 并 对 招标 人 提供 的 措施 项 
目 进 行 调整 。 投 标 人 根据 投标 施工 组 织 设计 (或 施工 方案 ) 调整 和 确定 的 措施 项 目 应 通过 
评 标 委员 会 的 评审 。 
(1) 措施 项 目 费 的 计算 包括 : 
O 措施 项 目的 内 容 应 依据 招标 人 提供 的 措施 项 目 清单 和 投标 人 投标 时 拟定 的 施工 组 
织 设计 或 方案 ; 
© 措施 项 目 费 的 计价 方式 应 根据 招标 文件 的 规定 ,可 以 计算 工程 量 的 措施 清单 项 目 ， 
采用 综合 单价 方式 报价 ， 其余 的 措施 清单 项 目 采用 总 价 方式 报价 ; 
© 措施 项 目 费 由 投标 人 自主 确定 ,但 其 中 的 安全 文明 施工 费 应 按照 国家 或 省 级 、 
业 建 设 行政 主管 部 门 的 规定 计价 .不 得 作为 竞争 性 费用 。 
(2) 投标 报价 中 的 总 价 措施 项 目 费 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 hak 1-8. 
7) 投标 报价 中 的 其 他 项 目 费 计价 的 相关 规定 
(1) 暂 列 金额 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 ， 不 得 变动 。 
(2) 材料 、 工 程 设备 暂 估价 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 单价 计 入 综合 单价 。 
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(3) 专业 工程 暂 估 价 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 。 

(4) 计 日 工 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 项 目 和 数量 ,自主 确定 综合 单价 并 计算 计 日 工 
金额 。 

(5) 总 承包 服务 费 应 依据 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 内 容 和 提出 的 要 求 自主 报价 。 

投标 报价 中 的 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 中 表 1 -9 一 表 1-14。 

8) 关于 规 费 、 税 金 

“2013 清单 计价 规范 ”中 规定 : 规 费 和 税金 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 行政 主管 部 
门 的 规定 计算 ,不 得 作为 竞争 性 费用 。 本 规定 为 强制 性 条 文 。 

规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 本 书 项 目 1 中 表 1 -14。 























8. 3 安装 工程 清单 计价 任务 
一 Н 

下 面 ， 我 们 以 本 书 项 目 3 中 的 某 学 校 办 公 мейит. 在 计算 完成 其 工程 量 和 纺 
制 完 的 分 部 分 项 工程 量 清 单 的 基础 上 ， 以 编制 其 招标 控制 价 为 工作 任务 ， 根 据 现行 的 《 山 
东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 (2017 版 ) 和 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 
(GB 50500 一 2013)， a a заана 
工程 量 清 单 计价 。 У ҳо 
кї. 


КЕКЕ oo . а 


аны уатан Uka ваз, 完成 综合 单价 后 的 分 部 分 项 
工程 清单 计价 表 见 表 8-24. 


表 8-24 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
LEKI: 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 页 共 页 








ж 


项 目 编码 | ARAR 项 目 特征 描述 其 中 : 其 中 : AIR 


暂 估 价 | (手工 计算 增加 此 列 ) 


计 
8 

8 单 | Ë | 综合 
位 





1. 安装 部 位 :室内 

2. 输送 介质 АЖ 

3. Ий: ВАНИЕ 

031001001001 | Н | 4. 规格 : DN50 m |67.66 | 67.28 | 4522. 16 21.54 Х67.66=1457. 40 
5 
6 


5. 连接 方式 焊接 
. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规 
范 要 求 





























项 目 8 сис ЕЕ 














( 续 ) 
+l, $ü (x) 
| ARAB | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 程 | 综合 其 中 : 其 中 : 人 工 费 
k À я 
位 | 量 | 单价 暂 估价 | (手工 计算 增加 此 列 ) 
Т. 安装 部 位 :室内 
2. 输送 介质 : АЖ 
з. 材质 : ЙЕН 
031001001002 | 91 4. 规格 : DN40 m | 55.50 | 54.74 | 3038. 07 = 18. 41 X55. 50= 1021. 76 


5. 连接 方式 ;焊接 


б. 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规 А 你 
йж | 





. 安装 部 位 ， 室 内 Р KẸ 


1 

2. 输送 介质 ， 热 水 s$ У 
3 材质 ИНК | X N 

4. Hk: DN32 , т 40. 84 | 45.93 | 2289.15 15. 76 X49. 84= 785. 48 
зж ШЫЛ 
б. 压力 试验 及 冲 洗 :\ 按 规 


031001001003 | #917 





Mad: x 
6% 7 л ` ‚26 
rYA T 

1. 安装 部 位 : 室内 


‚| 2. 输送 介质 , АЖ y- 
NAT зиж. ШШШ 条 小 二 
ГА I 

нтаў йт 4. 规格 ， DN25 Sa J197.45| 57.27 | 11307. 96 21. 33X197. 45=4211.61 
5. 连接 方式 : 螺纹 连接 

6. 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规 





1. 安装 部 位 :室内 

2. 输送 介质 ， 热 水 

3. Ий: ВАНЯ 
031001001005 | 1 | 4. 规格 ， DN20 m |148.20| 45.72 | 6775. 70 17.81X148. 20=2639.44 
5. 连接 方式 : 螺纹 连接 
б. 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规 


üw R 





1. 材质 : L40X4 角钢 








031002001001 | 管道 支架 | 2 ERER: 单 件 质量 | kg | 28.08 | 230.21 | 6464.30 | 一 |89.05X28.08=2500.52 
<5kg 的 固定 支架 
031002001002 | 管道 支架 | BRAE DNS 成 品 管 卡 | £ | 47.02 | 6.48 | 304.69 | 一 |1.24X47.02=58.30 
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( 续 ) 
计 金额 (x) 
я 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 程 | 综合 Eh: 其 中 : 人工 费 
kj я 
位 | 量 | 单价 暂 估价 | (手工 计算 增加 此 列 ) 
1. 名 称 、 类 型 : 一般 穿 墙 
ER 
8 | 031002003001 EE 2. 材质 , 焊接 钢管 个 | 19 |46.73 | 887.79 | 一 |14.21X19=269.99 
3. Ж: DN50 以 内 
1. 填料 材质 ， 沥 青 麻 丝 





аж, ЖШ. Ва ‚: 2 
£t < 


9 | 031002003002 套 管 2. 材质 , 焊接 钢管 个 | во иле [їл 9.99X60=599. 40 


3. Ж: ОМЗ? 以 内 / < 


1. 填料 材质 ， 浙 青 麻 丝 SS 





L 名 称 、 类 型， nyah , 


ыш NS 
10 | 031002003003 套 管 2. 材质 hL AN + 8. 76X16=140. 16 
3. 规格 ,DN2 їн 


i Жи. ника 








ran, WAS N 


ZA | 2. 材质 , ЯЖ 
11 | 031003001001 ,| #17 еи ys | 56 | 42.86 | 2400.16 | 一 |11.33Х56=631.48 


4. 连接 方式 :螺纹 连接 









1. 类 型 ，QIIF - 16T H 
RN 
12 | 031003001002 | 螺纹 阔 门 | 2. ИЖ: 铜 质 个 | 26 |6116 | 1668.08 11.33X26 一 294. 58 
з. 规格 ， DN25 
4. 连接 方式 ， 螺纹 连接 





1. 类 型 ， ZP88 -1 立 式 自 
HETA 

2. 材质 : 铜 质 个 | 2 |6855 | 137.10 15.45X2=30.90 

3. 规格 : DN25 

4. 连接 方式 :螺纹 连接 


13 | 031003001003 | 螺纹 阀门 





1. 类 型 , FARRA 
2. 材质 : 铜 质 

3. 规格 : $10 

1. 连接 方式 : 螺纹 连接 


14 | 031003001004 | 螺纹 阀门 个 | 56 | 8.24 | 461.44 一 |3.09X56=173.04 













































































计 金额 (x) 
А 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 程 | 综合 Eh: 其 中 : 人工 费 
位 | 量 | 单价 | Ти) (手工 计算 增加 此 列 ) 
1. 类 型 ，Z44T-16 WÑ 
15 | 081003003001 | PRES | Ий R 个 | 1 |139.86| 139.86 | 一 |23.69X1=23.69 
AN 3. 规格 : DN40 
1. 连接 方式 : 法 兰 连 接 
1. 类 型 Z44T-16 WÑ A 
16 | 081003003002 |6 2i AE мы, 个 | 2 [15519 % - |25.75X2=51.50 
BH | з. 规格 ，DN50 A 
4. 连接 方式 : 法 兰 连接 MY 
ИТҮ? КҮН 
17 | 031003011001 | 法 兰 2. 规格 : DN50 104 ово. 49 | 564.98 29.872=59. 74 
3. ERER: PHRA K 
L 材质 RES N a; 
18 | 031003011002 法 兰 2. Юй. DNA > 副 | 1 5 22.66X1=22.66 
зни. Yes K 
; res, 规格 ; TZY-6-8 K 
| 2 安装 方式 : Rawa 
19| 081005001001 S бу] czo 片 以 内 ) 3 a 25 | 897.91 | 46691. 32 62.01X25=1550. 25 
3. ARER: ГЕ 
1. 型 号 、 规 格 : TZY-6-8 
20 | 031005001002 быя Каня зака 组 | 31 |698.31 | 21647.61] 一 [40.89х31=1267.59 
3. ERER: TE 
1. 名 称 : 压力 式 温度 计 
2. 类 型 : 压力 式 
21 | 030601001001 2 |188.98| 377.96 | 一 |65.61X2=131.22 
080010101 | 温度 仪表 | мы 毛细管 长 |® 
UF 
1. 名 称 : 一 般 压力 表 
22 | 030601002001 | 压力 仪表 | 2. 05: Ү-60 B| 2 |124.46| 248.92 | 一 |26.99X2=53.98 
3. 规格 ; 就 地 安装 
23 | 031201001001 | 管道 剧 油 ана mê |48.09 | 9.74 | 468.40 | — |4. 22х48. 09=202.93 








2. ЖИВИ. Сй 
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( 续 ) 
计 金额 (x) 
я 项 目 编码 | ARAR 项 目 特征 描述 程 | 综合 其 中 : 其 中 : 人 工 费 
kj я 
位 | 量 | 单价 暂 估价 | (手工 计算 增加 此 列 ) 
1. 除 锈 级 别 ， AT 
24 | 031201003001 a OMENAT kg | 28.08 | 1.19 | 33.42 — |0. 39X28. 08=10. 95 
TOO aaa | 3. 结构 类 型 : шак | “| | | а 
4. RUAN: Сй 
ощ | МЕЕ: НИЖ у 
25 | 031201003002 аний kg [28.08 | 0.81 | 227 0. 38X28. 08=10. 67 
26 | 031201004001 SA ааны YH 2.94X366.68=1078.04 
Wil З. RUAN: 一 遍 
ELELEE LES] Қ , 
27 | 031201006001 | 布 面 刷 油 | 2. ашан. EREA [n 31. 58 | 19.09 | 602. 86 7. 11X31. 58=224. 53 
Я зман, QB O 
sÀ 
ETOLA E 
, š EYA š Ж w 
28 | 031208002001 Шы 、 绝 热 厚度 ，30mm m? | 0. 708 490. 49X 0. 708=347. 27 
A | 3. НН, 57mm вур. OZ 
T 下 < 
у! | NAN Waw 
29 | 031208007001 J ` RPE | 2. 层 数 : 一 层 т? | 31.58 | 21.69 | 684.97 3.72X31.58=117. 48 
3. 对 象 : 管道 
ZELE 1. 上 供 下 回 低温 热 水 采 暖 
30 | 031009001001 pym 系统 # 1 |1500.47| 1500.47 402.58X 1=402.58 
Є 2. 管道 工程 量 ; 514.41m 
本 页 小 计 119195.83| 一 20319. 80 
a H 119195.83| 一 20319.80 
表 8 - 24 中 每 项 的 综合 单价 计算 过 程 ， 见 表 8 - 25。 
说 明 : 表 8-25 中 人 工 费 、 材 料 费 ( 辅 材 )、 机 械 费 采用 了 《山东 省 安装 工程 价目 表 》 


(2017 版 ， 一 般 计 税 单价 ) А 














中 人 工 费 单价 为 103 元 / 工 日 。 管 理 费 费 率 和 利润 率 参照 本 


书 表 8 -9 中 的 相关 费 率 ， 分 别 取 55% 和 32%。 未 计价 材料 СЕМ) 价格 参照 了 “济南 市 
工程 造价 网 信息 网 ”上 的 相关 价格 ， 仅 供 参考 。 另 外 ， 为 方便 后 面相 关 费 用 的 计算 ， 在 
表 8-24 中 增加 了 “其 中 : 人 工 费 ”一 列 。 
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项 目 8 сис Ее 





表 8-25 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 










































































































































































工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 1 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 031001001001 项 目 名 称 镀 锌 钢管 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
4 h аё h 
eM 定额 名 称 EM 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10 -2-38 «амын lom | 0.1 |215.37 | 12.86 | 30.44 | 187.37 | 21.54 | 1.29 | 3.04 | 18.74 
焊接 DN50 内 
人 工 单 价 小 计 21,54 | 1.29 | 3.04 | 18.74 
x 
综合 工 
и 未 计价 材料 r < 22.67 
103 元 / 工 日 ⁄ XS 
清音 项目 综合 单价 AXi 57. 28 
F= z ч 
š БА, 暂 估 | 暂 估 
э ; А А è РА 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 NS 数量 | 单价 价 单价 | 合 
材料 费 镀 锌 钢管 DN50 aX | m [1.015 | 21.47 | 21.79 
明细 采暖 室内 钢管 焊接 管件 DN50 入 “| + | 0.13 | 6.80 | 0.88 
其 人 ИН ч 1.29 
， 材 料 费 小 计 xY 23.96 
кый жойы << S w 
工程 名 称 : жек è көң; p4 = 第 2 页 共 30 页 
j Р М 计量 
>| 031001001002 4 
ERAN. GA 1001 222 镀 锌 钢管 单位 m 
N 清单 综合 单价 组 成 明细 
+8 Р =m 单 h 合 f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 采暖 钢管 
10=@—=87 焊接 DN50 内 10m 0.1 184.06 | 8.89 17.53 | 160. 13 | 18.41 0. 89 1. 75 16. 01 
人 工 单 价 小 计 18.41 | 0.89 | 1.75 | 16.01 
综合 工 日 ( 安 
cd 未 计价 材料 17.68 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 67. 28 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 f mi 
材料 费 镀 锌 钢管 DN40 m 1.015 | 16.90 | 17.15 
明细 采暖 室内 钢管 焊接 管件 DN40 个 |0.085 | 6.20 | 0.53 一 一 
其 他 材料 费 0. 89 
材料 费 小 计 18.57 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 3 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 031001001003 项 目 名 称 镀 锌 钢管 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
єй =й 4 h а h 
и 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-2-36 TES lom | 0.1 |157.59 | 6.90 | 13.44 | 137.10 | 15.76 | 0.69 | 1.34 | 13.71 
焊接 DN32 内 
人 工 单价 小 计 15.76 | 0.69 | 1.34 |13.71 
综合 工 日 (安装 ) iL s 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 И Ф, М. 43 
清单 项 目 综合 单价 9 45.93 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单 na 单价 | 合 价 т. КЫ 
材料 费 镀 锌 钢管 DN32 YNF 1.015 | 13.77 | 13.98 
明细 采暖 室内 钢管 焊接 管件 DN32 4 + [оова | 5.30 | 0.45 
其 他 材料 费 。 \_ 0.69 
СГУ 15.12 
КЕЕ < 
ЭЛ,“ 
ý 
LRR: 菜 学 校 办 公 楼 采暖 填 程 > 标 段 : 第 4 页 共 30 页 
А ERN 计量 
项 目 编码 AAA 031001001004 ш гау 单位 m 
N 清单 综合 单价 组 成 朋 细 
ей аы =ë 4 h € t 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 采暖 钢管 А ле |ба 
10-2-14 Ри 10m | 0.1 | 213.31 | 5.19 | 5.05 |185. 58 | 21.33 | 0. 519 | 0.505 | 18.56 
人 工 单价 小 计 21.33 | 0.519 | 0.505 | 18.56 
综合 工 日 (2 
кс 未 计价 材料 16.36 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 57. 27 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 A 1 
材料 费 镀 锌 钢管 DN25 m 0.97 | 10.65 | 10.33 | 一 = 
明细 采暖 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN25 3 1.231 | 4.90 | 6.03 — = 
其 他 材料 费 0. 519 
材料 费 小 计 16. 88 











mAs 38232625070 































































































































































































工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 5 页 共 30 页 
项 目 编码 031001001005 项 目 名 称 ERARE у т 
清单 综合 单价 组 成 明细 
РЕ Еа # h 合 f 
a 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 采暖 钢管 en 
10-2-13 е DND Ñ lom | 0.1 |178.09| 3.77 | 2.02 |154.94| 17.81 | 0.38 | 0.20 | 15.49 
人 工 单价 小 计 17.81 | 0.38 0.20 | 15.49 
综合 工 日 (安装 ) i , 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 ү 11.84 
清单 项 目 综合 单价 , X Ç 45.72 
暂 估 | 暂 估 
i Я 号 Г 合 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 理 号 в д an |an | anla 
材料 费 镀 锌 钢管 DN20 过 0.97 | 7.17 | 6.95 
明细 采暖 室内 镀 匀 钢管 螺纹 管件 DN20 ~X | |1254 | 3.90 | 4.89 
ханна № 0.38 
TONE 12.22 
SA Ç 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 \ FPR: 第 6 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 ШОШ 项 目 名 称 单位 kg 
>, | 清单 综合 单价 
УЧУ Ñ 合 价 
定额 МЕ 定额 
定 数量 管理 费 管理 费 
编号 4 单位 AIR | 材料 费 лия 和 利润 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
管道 支架 制作 
10-11-1|( 单 件 质量 5kg| 100kg | 0.01 | 578.76 | 59.54 | 186. 18 | 503.52 | 57.88 | 5.95 | 18.62 | 50.35 
以 内 ) 
管道 支架 制作 
10-11-6|( 单 件 质量 5kg| 100kg | 0.01 | 311.68 | 134.81 | 118.36 | 271.16 | 31.17 | 13.48 | 11.84 | 27.12 
以 内 ) 
人 工 单价 小 计 89.05 | 19.43 | 27.46 | 77.47 
综合 工 日 (安装) š 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 16. 80 
清单 项 目 综合 单价 230. 21 
主要 材料 名 称 、 规格、 型号 单位 | 数量 | 单价 | ай ШЕ и 
材料 费 - 
明细 L40X4 角钢 kg 1.05 | 16.00 | 16.80 = сай 
其 他 材料 费 19. 43 
材料 费 小 计 36. 23 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 7 页 共 30 页 
项 目 编码 031002001002 项 目 名 称 管道 支架 А ^ 
清单 综合 单价 组 成 明细 
єй =й 4 ff 合 f 
Е, 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
| i 1 | L24 | 0.38 1.08 | 1.24 | 0.38 1.08 
DN32 (以 内 ) 
人 工 单价 小 计 1.24 | 0.38 1.08 
综合 工 日 (安装 ) А А 
ВА 未 计价 材料 a |< 3.78 
清单 项 目 综合 单价 6. 48 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 s. РИ 
Ре ШИИ ОМ25 成 品 管 卡 у] 3.78 
ПШ АЛГАШ 0.38 
ИНИ I 4.16 































































































| AR, 
N жаа канали 
ин =ë 4 h € t 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 лия 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
一 般 穿 墙 套 管 
10-11-27 DN50 制作 安装 кя 1 [1.21 | 601 | 0.79 | 12.36 | 14.21 | 6.01 | 0.79 [12.36 
人 工 单价 小 计 14.21 | 6.01 | 0.79 | 12.36 
综合 工 日 (安装 ) N 
103 元/ 工 日 未 计价 材料 13. 36 
清单 项 目 综合 单价 46.73 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 a к 
k s 焊接 钢管 DN80 m |0.318 | 42.00 | 13.36 | 一 一 
其 他 材料 费 6.01 
材料 费 小 计 19.37 











项 目 8 сис Еле 





















































































































































































工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 HRBL: 第 9 页 共 30 页 
项 目 编码 031002003002 项 目 名 称 套 管 т 不 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей ей * f аё 价 
ий 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-11-26 боја 个 1 [9.99 | 2.58 | 0.74 | 8.69 | 9.99 | 2.58 | 0.74 | 8.69 
DN32 制作 安装 с i | ` i 
人 工 单价 小 计 9.99 | 2.58 | 0.74 | 8.69 
BATH (EW А \ 
1032672 H 未 计价 材料 A К^ 9. 86 
<А 
清单 项 目 综合 单价 Р \_^ 31.86 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 Т an | 合 价 | W | W 
Е ` ` КА | G] 单价 合 
焊接 钢管 DN50 AX, m [0.318 | 31.00 | 9.86 
r 2.58 
ЪЁ 12.44 
工程 名 称 ， 某 学 校 дия € ` 标 段 第 10 页 共 30 页 
» 计量 
项 目 编 码 网 031002003003 项 目 名 称 | 套 管 + 
< 38 3 单位 
NN 清单 综合 单价 组 成 明细 
=. / =й 4 h € t 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
一 般 穿 墙 套 管 К 
10-11-25 DN20 制作 安装 (5 1 8.76 1.86 0.65 7.62 8.76 1.86 0.65 7.62 
人 工 单价 小 计 8.76 | 1.88 | 0.65 | 7.62 
综合 工 日 (安装 ) 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 6. 68 
清单 项 目 综 合 单价 25.57 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 Ti 
к 焊接 钢管 DN32 m [0.318 | 21.00 | 6.68 一 一 
其 他 材料 费 1.86 
材料 费 小 计 8.54 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 11 页 共 30 页 
项 目 编码 031003001001 项 目 名 称 螺纹 阀门 + 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单 价 合 价 
定额 定额 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 т 
s 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
散热 器 温 控 阀 > 
10 -5-33 Жей БУДЫ + 1 |11.33 | 3.97 | 0.20 | 9.86 | 11.33 | 3.97 | 0.20 | 9.86 
人 工 单价 小 计 11.33 | 3.97 | 0.20 | 9.86 
综合 工 日 (安装 ) a Y 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 E К 17.50 
清单 项 目 综合 单价 42. 86 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 | 合 价 к ТЕ 
Bl у 7 
pa 散热 器 温 控 浆 DN20 с J + 1 17.50 | 17.50 
其 他 材料 站 А 3.97 
ИАЛ У ë 
7 „ У | 
CRAM: ЗЕЕ Т ка. ух ° 第 12 页 共 30 页 
Poems , - 
maga foio] щнай o mamn ма 
>. ж N> 单位 
\/ P жашала 
> 
N 
хи 定额 名 称 2и 数量 = 管理 费 а 管理 费 
编号 单位 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-3 api qa + 1 | 11.33 | 16.88 | 1.14 | 9.86 | 11.33 | 16.88 | 1.14 | 9.86 
人 工 单价 小 计 11.33 | 16.88 | 1.14 | 9.86 
综合 工 日 (安装 ) 2: 
103 元 / 工 日 не ка 
清单 项 目 综合 单价 64. 16 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 h АЙ 
б 丝 扣 铜 球阀 DN25 T 1.01 | 24.70 | 24.95 | 一 Е 
其 他 材料 费 16. 88 
材料 费 小 计 41.83 








































































































项 目 8 === гает 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 13 页 共 30 页 
项 目 编码 031003001003 项 目 名 称 螺纹 阀门 党 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单 f 合 价 
ти 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
5 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-30 чөн + 1 | 15.45 | 13.50 | 0.16 | 13.44 | 15.45 | 13.50 | 0.16 | 13.44 
装 DN25 
人 工 单价 小 计 15.45 | 13.50 | 0.16 | 13.44 
综合 工 日 (安装 ) Е Y 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 14 К 26. 00 
清单 项 目 综合 单价 < 68.35 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 | 合 价 ы ТЕ 
н - 
pa AIHA DN25 А 六 上 个 1 26.00 | 26.00 
I 其 他 材料 13.50 
材料 费 小 计 ~ à 39.50 































































































CRAM: MODO DE Т кв. ЛЛ 第 14 页 Ж зод 
masa oio] ява. saan TR j a 
>. ж N> 单位 
МҮЛ? жашала 
> 
入 单 价 合 f 
zn 定额 名 称 2и 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10=5=31]. 手动 放风 网 安 个 1 3.09 0. 64 2.69 3.09 0.64 2.69 
装 $10 
人 工 单价 小 计 3.09 | 0.64 Е 2.69 
综合 工 日 (安装 ) ЫШ 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 1.82 
清单 项 目 综合 单价 8.24 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 sh АЙ 
б, 手动 放风 闪 DN10 + 1.01 | 1.80 | 1.82 = = 
其 他 材料 费 0. 64 
材料 费 小 计 2.46 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 15 页 共 30 页 
项 目 编码 031003003001 项 目 名 称 焊接 法 兰 阀门 党 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单 f 合 价 
ей 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
5 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
ЕА ЕЧ 
10-5-38 + 1 | 23.69 | 9.48 | 1.08 | 20.61 | 23.69 | 9.48 | 1.08 | 20.61 
装 DN40 内 
人 工 单价 小 计 23.69 | 9.48 | 1.08 | 20.61 
综合 工 日 (安装 ) a Y 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 Ri К^ 85. 00 
清单 项 目 综合 单价 139. 86 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 | 合 价 F ТЕ 
н - 
pa WW DN40 А 六 上 个 1 85.00 | 85.00 
чн. \ 9.48 
材料 费 小 计 、 94.48 
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вв. ух ° 



























































































сюй. БОВЕ T f Ç 第 16 页 共 30 页 
- 
项 目 编码 。 |031005603002 | mage „ажип | 
>L ж N 单位 
МҮЛ? жашала 
> 
入 4 价 合 f 
хи 定额 名 称 =й 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-39 ass 个 1 | 25.75 | 11.56 | 1.48 | 22.40 | 25.75 | 11.56 | 1.48 | 22.40 
装 DN50 内 
人 工 单价 小 计 25.75 | 11.56 | 1.48 | 22.40 
综合 工 日 (安装 ) 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 94. 00 
清单 项 目 综合 单价 155. 19 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 sh ТА 
ан i>: ПП DN50 * 1 94.00 | 94.00 | 一 一 
其 他 材料 费 11.56 
材料 费 小 计 105. 56 































































































项 目 8 === гает 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 17 页 共 30 页 
ИМ 计量 
项 目 编码 031003011001 项 目 名 称 法 兰 单位 副 
清单 综合 单价 组 成 明细 
4 f аё б 
ти 定额 名 称 zA 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
号 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
碳 钢 平 爆 法 兰 „|. А 
10-5-139% 副 1 |29.87 | 9.25 | 5.38 | 25.99 | 29.87 | 9.25 | 5.38 | 25.99 
安装 DN50 
人 工 单价 小 计 29.87 | 9.25 | 5.38 | 25.99 
综合 工 日 (安装 Y 
ARTH eo 未 计价 材料 А KS 212.00 
103 元 / 工 日 S 
їйїн Л AS 让 52-00 
Ч " 4 
Ñ 暂 估 | W 
1 k 号 у 6 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 NE 数量 | 单价 价 单价 | 合 
材料 费 а " AAN " 
明细 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 K JE 2 [106.00 | 212.00 
其 他 材 H 9.25 
ССТ 221.25 











вв. уд А 






















































































LB ЖРБ ТОА Ç 第 18 页 共 30 页 
= -从 计量 
项 目 编码 —  031003011002 项 目 名 称 y 法 兰 副 
>L ж N 单位 
x 小 жашала 
> 
入 单 价 合 f 
хи 定额 名 称 2и 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-138| иЕе 副 1 22.66 8.81 4.43 19.71 | 22.66 8.81 4.43 19.71 
安装 DN40 
人 工 单价 小 计 22.66 | 8.81 | 4.43 |19.71 
综合 工 日 (安装 ) = 
103 元 / 工 日 ы дЕ 
清单 项 目 综合 单价 251.16 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 sh ТА 
он 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 片 2 98.00 | 196 = 
其 他 材料 费 8.81 
材料 费 小 计 204. 81 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 PRBE: 第 19 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 031005001001 项 目 名 称 铸铁 散热 器 单位 组 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 =й 4 h а h 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
号 单位 
号 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
WL k H N 
10-7-9 | 型 散热 器 落地 安 | 组 1 |62.01 | 1.76 | 0.19 | 53.95 | 62.01 | 1.76 | 0.19 | 53.95 
装 (20 片 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 62.01 | 1.76 | 0.19 | 53.95 
LH (安装 ) ) > 
aa 未 计价 材料 K 780. 00 
108 元 / 工 日 X 
清单 项 目 综合 单价 897.91 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 9 单价 | 合 价 r. me 
, sx КҮ 单价 | 合 
кы TZY 6-8 МАА, | K> 组 | 1 |780. 00 | 780. 00 
ss 1.76 
МР Ул 781.76 
7, у, Wx 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 A ка, XA ° 第 20 页 共 30 页 



















































































qA) е: 计量 
g > 031005001002 y 热 器 组 
m B Z >|! 8, 铸铁 散 单位 
š 
М › TATL 
єй 4 єй # f € t 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
WR kE R 
10-7-8 | 型 散热 器 落地 安 | 组 1 |40.89 | 1.6 | 0.19 | 35.57 | 40.89 | 1.66 | 0.19 |35. 57 
装 (16 片 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 40.89 | 1.66 0.19 | 35.57 
综合 4 
SATH (KB 未 计价 材料 620. 00 
103 元 / 工 晶 
清单 项 目 综合 单价 698. 31 
暂 估 | 暂 估 
+ x 、 型 号 ПА 量 合 
要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 价 单价 | 合 价 
TZY -6-8 铸铁 柱 翼 型 散热 器 组 1 620.00 |620.00| 一 一 
其 他 材料 费 1.66 
材料 费 小 计 621.66 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 21 页 共 30 页 
项 目 编码 030601001001 项 目 名 称 温度 仪表 т 支 
清单 综合 单价 组 成 明细 
EW =й 单 h 合 价 
a 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
压力 式 温度 计 
6-1-11 |( 毛 细 管 长 2m| 支 1 |65.61 | 8.54 | 0.95 | 57.08 | 65.61 | 8.54 | 0.95 | 57.08 
以 内 ) 
人 工 单价 小 计 65/61 | 8.54 | 0.95 | 57.08 
综合 工 日 (安装 ) М ⁄ J| КО» 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 é x о 
I A 
清单 项 目 综合 单价 „че 188. 98 
sA 暂 估 | 暂 估 
1 k 号 [单位 6 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 Е? he 数量 | 单价 价 单价 | 合 
TE 
кез 插座 〈 带 丝 堵 ) P. Ñ 套 1 56.80 | 56.80 

















































































































工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : Z 第 22 页 共 30 页 
码 |030601002001 NM 压力 仪表 
项 目 纺 Ge 1 ЭЕ. 仪 单位 块 
7 = 
X > 清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 ° 定额 х 2306. 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
6-1-46 леи 块 1 |26.99 | 4.71 | 0.68 | 23.48 | 26.99 | 4.71 | 0.68 | 23.48 
安装 ) 
人 工 单 价 小 计 26.99 | 4.71 | 0.68 | 23.48 
综合 工 日 ( 安 
ERE ED 未 计价 材料 68. 60 
103 元 / 工 晶 
清单 项 目 综合 单价 124.6 
暂 估 | 暂 估 
` 、 型 号 位 合 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 价 单价 | Af 
材料 费 取 源 部 件 £ 1 43.20 | 43.20 | 一 - 
明细 仪表 接头 £ 1 |25.40 | 25.40 | 一 = 
其 他 材料 费 4.71 
材料 费 小 计 73. 31 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 23 页 共 30 页 
项 目 编码 031201001001 项 目 名 称 管道 刷 油 чк т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей ей 4 h а h 
ы 定额 名 称 т 1 数量 管理 费 管理 费 
号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
12-2-22 кадана 10m? | 0.1 | 21.53 | 1.32 - |1873 | 215 | 0.13 - | 1.87 
第 一 遍 
12-2-23 Кызы ниж 10m? 0.1 20. 70 0. 88 18.00 2.07 0.09 1.80 
人 工 单 价 小 计 4⁄22 | 0.22 3.67 
综合 工 日 (安装 ) > r : 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 1.63 
清单 项 目 综合 单价 - | 9.74 
А , W = 暂 估 | 暂 估 
k. 、 型 号 Й ё 6 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 SAS 数量 | 单价 价 单价 | 合 
材料 费 银 粉 漆 aW |N kg |0.067 | 12.60 | 0.84 
明细 ТЕЧ A K kg | 0.063 | 12.60 | 0.79 
GULUNE 0.22 
HRD: 5 1.85 
г. 菜 学 校 办 公 楼 采暖 了” йю Л 第 24 页 зой 
явав oww явав x 金属 结构 刷 油 TR 
YA z 
Ar 清单 综合 单价 给 成 明细 
% 
аы X: ЕЙ | 数量 TER жүре ЕТ 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
管道 支架 人 工 31.21 | 2.26 | 8.59 |, m 
12-1-7 ТТ 100kg | 0.01 X0.2 X0.2 0.2 5.43 0.062 | 0.005 | 0.017 | 0.054 
12-2-55 еу 100kg | 0. 01 16. 89 0.07 4.29 14.69 | 0. 168 |0. 0007 | 0. 043 | 0.147 
管道 支架 刷 红 
12=2=56 ЖИЕНИ СЫ 100kg | 0.01 16.27 0.63 4.29 14.15 | 0.163 | 0.0063 | 0.043 | 0.143 
人 工 单价 小 计 0.39 | 0.01 0.10 | 0.34 
综合 工 日 (安装 ) š 
103 元 / 工 日 Ы YR 
清单 项 目 综合 单价 1.19 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 理 号 单位 | 数量 | 单价 | en нн Н 
材料 费 醇 酸 防 锈 漆 C53 -11 kg |0.016 | 13.50 | 0.22 == = 
明细 ERDHE C53 - 11 kg [0.0095 | 13.50 | 0.13 | 一 一 
其 他 材料 费 0.01 
材料 费 小 计 0.36 






















































































































































































项 目 8 Ёш е 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 25 页 共 30 页 
项 目 编码 031201003002 项 目 名 称 金属 结构 刷 油 kg 
清单 综合 单价 组 成 明细 
=s =й 4 h 合 f 
= 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编 单位 
5 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
12-2-60 Me a 100kg | 0.01 | 19.57 | 1.27 17.03 |0. 1957 [0.0127 0. 1703 
12-2-61 er 100kg | 0.01 | 18.64 | 1.14 16.22 | 0. 1846 | 0.0114 0. 1622 
人 工 单价 小 计 F E 0.0241 0. 3325 
综合 工 日 (安装 ) р ~ 
оці 未 计价 材料 | \* 0.07 
清单 项 目 综合 单价 Ñ Т 
тиий, жн. лр У “йк | a | кн | ак | 86 | mü 
š; , ` 单价 | 合 价 
材料 费 БЕЛЯ \ X \ kg |0.0033| 12.60 | 0.04 - 
明细 шиж OOM kg | 0..0029 | 12.60 | 0.03 
] 其 人 费 Ж 0.0241 
57. Ag 
‚ MEN VNI e 0. 0941 
TARAM: RIKA RTA aX 第 26 页 зой 
一 ANN 
anaal озоооню | явав BAHRI КД, 
"о D se 
т 清单 综合 单价 组 成 明细 
a pe 4 h аё f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
т 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
12=2=132 Ка ые 10m? 0.1 29. 36 2.19 一 25.54 2.94 0.22 = 2:55. 
人 工 单 价 小 计 2.94 | 0.22 一 |255 
вати с 
s: 未 计价 材料 0.68 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 6.39 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 кек 
яне 单价 | 合 价 
明细 W Die kg | 0.054 | 12.60 | 0.68 一 一 
其 他 材料 费 0.22 
材料 费 小 计 0. 90 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 27 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 031201006001 项 目 名 称 布 面 刷 油 单位 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 єй 单 h 合 f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
号 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
12-2-168 какала 10m? | 0.1 | 71.07 | 2.42 61.83 | 7.11 | 0.24 6.18 
DEA 
人 工 单 价 小 计 7.11 | 0.24 6.18 
综合 工 日 (安装 ) Sp. , \ № 
ее 未 计价 材料 ¿IS 5.56 
清单 项 目 综合 单价 KA 19. 09 
+= 
m š Сч 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 em. 数量 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 
ү 煤 焦油 沥青 漆 LOL - 17 AX Pkg | os2 [10.70] 5.56 
Š Ë ‚24 
ани _ 0.24 
材料 费 小 5.80 
Ул үзү, 
[ 程 名 称 ， 革 学校 办 公 楼 采暖 ” bB, у АЛ 第 28 页 30 
项 目 编码 tn amam SE A ekak HR | a 
> X N> 单位 
Aa жава виялипа 
NY а f а f 
29 йай бүз 数量 管理 费 管理 费 
т T 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
& 
12-4-20 В ү т? 1 490.49 | 28.02 | 18.74 | 426. 73 | 490.49 | 28.02 | 18.74 |426. 73 
人 工 单价 小 计 490.49 | 28.02 | 18.74 |426.73 
综合 工 日 (9 
ЕНЕВ 未 计价 材料 67.77 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 1031.76 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 к mi 
ина 岩 棉 管 壳 m? 1.03 | 65.80 | 67.77 
明细 +. 
其 他 材料 费 28.02 
材料 费 小 计 95. 80 






















































































































































































项 目 8 Ёш е 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 29 页 зой 
项 目 编码 031208007001 项 目 名 称 保护 层 т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
Sg 4 n 合 t 
2 定额 名 称 数量 管理 费 FER 
号 单位 Arm | 材料 费 пит | 和 利润 ATA | 材料 费 ИИЙ | 和 利润 
管道 玻璃 布 保 | 。 ， 
12 一 4 一 135 10m? | 0.1 37.18 0. 26 32.35 3.72 0. 03 3.24 
护 层 
人 工 单价 小 计 3.72 | 0.03 3. 24 
综合 工 日 CE YA 
ARTE LER 未 计价 材料 -RN un 
103 元 / 工 日 AAA 
<S 
清单 项 目 综合 单价 „ёз Ñ 21.69 
NI [ТЕЕ 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 SEn уни | 单价 | 合 价 | 单价 [а 
AN n 
уы 玻璃 丝 布 0.5 厚 Rm | 1.40 |1050 | 14.70 
я 其 他 材料 费 - NA 0.03 
材料 费 小 计 1.73 
— 
ч 1 T: ` 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 кв 人 第 30 页 共 30 页 
У y 计量 
项 目 编码 “| 031009001001 | MAAR 采暖 工程 系统 调整 系统 
АЧ ч > Я >" 单位 
х” 清单 综合 单价 组 成 明细 
РЕ =й 4 h СИК: 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 ATA ння миа | 和 利润 | AIR BBB ИЙ | 和 利润 
EREA 元 1 402.58 747. 65 350. 24 | 402. 58 747.65 350. 24 
人 工 单价 小 计 402. 58 747.65 350. 24 
综合 工 日 (9 
ешн (R 未 计价 材料 = 
76 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 1500.47 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | an | Bü К 
材料 费 单价 | 合 
明细 其 他 材料 费 一 
材料 费 小 计 一 











Wiz 安装 工程 计量 与 计价 7 SA 
表 8-25 第 30 页 中 关于 采暖 工程 系统 调整 费 综合 单价 的 计算 说 明 如 下 。 
根据 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 50586 一 2013) 关于 采暖 工程 系统 的 备注 
说 明 可 知 ， 采暖 工程 系统 由 采暖 管 道 、 阀 门 及 供暖 器 具 组 成 。《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定 
额 》(SD 02 一 31 一 2016) 规定 : 采暖 工 程 系 统 调整 费 按 采暖 系 统 工程 人 工 费 的 10% 计 算 ， 
其 费用 中 人 工 费 占 35%. 
按照 上 述 规定 ， 将 表 8 -24 中 (1 一 5 项 人 工 费 ) 十 (11 一 16 项 人 工 费 ) + (19~20 
项 人 工 费 ) = (1457.40+ 1021. 76 十 785.48 十 4211. 61) + (634. 48 + 294. 58 + 30. 90- 
173. 04 十 23. 69 十 51. 50) + (1550. 25 十 1267. 59) 一 11502. 28 (3ú) 
ЖЕ ЖЖ ЖЕЙ = 11502. 28X 10% =1150. 23 (元 ) 
其 中 ， 人 工 费 =1150. 23X35% =402.58 (元 ) 
材料 费 十 机 械 费 二 1150. 23X65% =747.65 (元 ) 
管理 费 十 利润 =402. 58X (55% 十 32%) 一 350. 24 Ф 
综合 单价 一 采暖 工程 系统 人 工 费 十 材料 帆 十 机 械 费 十 管理 费 二 利润 一 1500 47 (元 ) 


措施 项 目 费 的 计算 2 W 


ASW 
人 A 特别 说 明 


"~ 
本 项 目 仅 计算 总 价 措施 项 目 
1. 按照 费 率 计 取 的 措施 费 ， s AR 
人 卫生 人 下) хат т) 
[十 措 施 费 中 人 工 费 含量 < 管理 费 费 率 十 利润 率 )]” 
如 前 面 计算 结果 尺 表 8 - 24) ， 本 案例 分 部 分 项 工程 费用 合计 中 的 人 工 费 为 20742. 96 元 。 
(1) ЕТ 0. 20319. 80X2. 50% X BIH 50% X (55% 十 32%)] 二 728. 97( 元 ) 
(2) 二 次 搬运 费 ，20319. 80X2.10%X[1 十 40%X(55% 十 32%)]==575. 21( 元 ) 
(з) 冬 雨 季 施 工 增 加 费 ，20319. 80X2. 80%X[1 十 40%X(55% 十 32%)] 二 766. 95( 元 ) 
(4) 已 完工 程 及 设备 保护 费 ，20319. 80 X 1.20% X [1 + 25% X (55% 十 32%)] = 
296. 87( 元 ) 
2. 参照 定额 计 取 的 措施 费 
参照 定额 计 取 的 措施 费 一 措施 费 中 的 人 、 材 、 机 费 之 和 十 按 省 价 计算 的 措施 项 目 费 中 
的 人 工 费 xX (管理 费 费 率 十 利润 率 ) 
本 案例 中 ， 参 照 定额 计 取 的 措施 费 为 专项 措施 费 中 的 脚手架 搭 拆 费 计算 如 下 。 
СТ) 措施 费 ( 即 脚手架 搭 拆 费 ) 中 的 人 、 材 、 机 、 费 
= > (第 十 册 人 工 费 )X5% 十 >) (第 六 册 人 工 费 )X5% 十 >, (第 十 二 册 刷 油 人 工 费 )X7% 十 


У) (第 十 二 册 绝 热 人 工 费 ) X10% 

一 (1457. 40 十 1021.76 十 785. 48 十 4211. 61 十 2639. 44 十 2500. 52 十 58. 30 十 269. 994 
599. 40 十 140. 16 十 634. 48 十 294. 58 十 30. 90 十 173. 04 十 23. 69 十 51. 50 十 59. 744 
22. 66 十 1550. 25 十 1267. 59) X5% + (131. 22 十 53. 98) X5% + (202. 93+10. 95+ 
10. 67 十 1078. 04 十 224. 53) X7% + (347. 27 十 117.48) X10% 

















NNa 



































вв 


一 17792. 49X5% 十 185.20X5% + 1527. 12X7% + 464. 75X10% 
889. 62-9. 26-106. 90-46. 48 一 1052. 29020) 
(2) 脚手架 措 拆 费 一 措施 费 中 的 人 、 材 、 机 费 之 和 十 按 省 价 计算 的 措施 项 目 费 中 的 人 
工 费 X (55% +32%)=1052. 29+-(1052. 29X35%)X (55% +32% )=1345. 25( 元 ) 
3. 措施 项 目 费 
措施 项 目 费 一 按照 费 率 计 取 的 措施 费 十 参照 定额 计 取 的 措施 费 
一 (728. 97 十 575. 21 十 766. 95 十 296. 87) 十 1345. 25 一 3713. 25( 元 ) 


其 他 项 目 费 的 计算 


下 面 ， 我 们 以 小 学 办 公 楼 采 明 工程 为 例 ， 学 习 如 何 计算 其 侧切 费 
1. 暂 列 金额 XK“ 
参照 “2013 清单 计价 规范 和 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 (2017 
的 规定 ， 暂 列 金额 可 根据 工程 的 复杂 程度 、 设计 深度 、 工程 环境 条 件 (包括 地 质 、 水 
文 、 气 候 条 件 等 进行 估算 ， 一 般 可 按 分 部 分 项 于 程 费 的 10% 一 15% 作 为 参考 。 

本 案例 中 和 暂 列 金额 取 分 部 分 项 工程 费 的 10% 一 15%%， 具体 计算 如 下 ， 

HAE 1119195. 83 х (100 ~ дЕ 11919, 58-17879, 3970), 

本 案例 取 17000 元 。 SA >” 

e, YANA x A у 

2. 暂 估价 DAN у AX 

ARAR DEE BA R R E отча д 工程 设备 及 专业 工程 等 项 目 ， 故 
此 ， 暂 估价 取 e. 

3: 计 日 工 / Y Ñ 

жирит инж Aka BiP DU EDS 项 目 
或 工作 ， 故 此 ， 计 日 工 取 0 元 。 

4. 总 承包 服务 费 

本 案例 中 没有 发 生 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 也 没有 发 生 对 发 
包 人 自行 采购 的 材料 、 工 程 设备 等 进行 保管 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 
所 需 的 费用 ， 故 此 ， 总 承包 服务 费 取 0 元 。 

















= 


x М. y 





规 费 、 税金 的 组 成 与 计算 


下 面 ， 我 们 以 小 学 办 公 楼 采暖 工程 为 例 ， 学 习 规 费 、 税 金 的 组 成 与 计算 。 


{М sayma 


规 费 、 税 金 按 照 《 山 东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》(2017 版 ) 计算 。 


І. 计算 规 费 ( 表 8 -13) 
(1) 安全 文明 施工 费 = (分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 )X 费 率 


WZ 安装 工程 计量 与 计价 7 A 

(2) 社会 保险 费 = RA T Fe H Н + A 28) > йж 

(3) ERARE — Er EK KIGE 

(4) THEN 9 НЕЕ Hh ВРСТАН ЗЕТЕ Я: 

(5) 建设 项 目 工伤 保险 一 按 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 

按照 上 述 计 算 公 式 ， 本 案例 计算 过 程 如 下 : 

安全 文明 施工 费 ==(119195. 83 十 3713. 25 十 17000) X4. 98% =6967. 47( 元 ) 

社会 保险 费 = (119195. 83 十 3713. 25 十 17000) Х1. 52% 一 2126. 62( 元 ) 

工程 排污 费 、 住 房 公积金 、 建 设 项 目 工伤 保险 暂 不 计 取 。 

规 费 一 6967. 47 十 2126. 62 一 9094. 09( 元 ) 

2. 计算 税金 

ALI AARM, не, иаи 

按照 上 述 计算 公式 ， 本 案例 计算 过 程 如 下 : 

税金 二 (119195. 83 十 3713. 25 十 17000 十 9094. wie 35( 元 ) 

最 终 ， 本 案例 工程 造价 二 分 部 分 机 工程 间 二 捕 到 
一 119195. 83-3713, SS 


= 148393. “XA 


|835 | катання 


х, 
通过 上 述 计算 ， аиа 3 中 某 / 学 苏 公 楼 采暖 招标 控制 价 























0 十 9094. 09 十 16390. 35 


其 他 项 目 费 十 规 费 十 税金 


的 编制 ， 


为 了 形成 一 套 完整 的 招标 控制 价 文件 ， 需 要 按照 《建设 工程 工程 量 消 单 计价 规范 》 


(GB 50500 一 2013) 的 要 求 ， ， 将 上 述 计算 结 人 整理 填 表 ， 并 按 下 列 顺序 装订 成 册 。 


装订 顺序 ， 直 前 而后 依次 是 : 


封面 一 总 说 胡 - 单 项 工程 投标 报价 汇总 表单 位 工程 投标 报价 汇总 表 一 分 部 分 项 
工程 量 清单 与 计价 表 一 措施 项 目 清单 与 计价 表 -其 他 项 目 清 单 与 计价 表 (包括 其 他 项 目 清 
单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金额 明细 表 、 材 料 暂 估 单 价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 和 总 
承包 服务 费 计价 表 ) 一 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 一 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 


表 一 措施 项 目 清单 综合 单价 分 析 表 一 分 部 分 项 工程 量 计算 表 一 封底 。 
本 案例 整理 装订 后 的 文件 ， 见 本 书 附 录 。 


Сл S 








本 部 分 内 容 以 编制 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 项 目 招标 控制 价 为 线索 ， 介 绍 了 


《山东 


省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 和 清单 计价 模式 下 的 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 
目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 的 计算 方法 。 通 过 学 习 本 项 目 内 容 ， 培 养 学 生 独 立 编 
制 安装 工程 招标 控制 价 〈 投 标 报价 ) 预算 文件 的 能 力 。 





вв 








CENI D 
一 、 名 词 解释 
1. 工程 量 清单 计价 
2. 招标 控制 价 
3. 综合 单价 
4. 增值 税 
二 、 单 项 选择 题 
1. 在 清单 计价 模式 下 ， 下 列 哪 项 费用 不 属于 其 他 项 目 费 ? ( ) 
A. 暂 列 金 额 B. 暂 估 价 
C. 夜间 施工 增加 费 D. 总 承包 服务 费 1 人 
2 AREALA PHATE KARAD СО. / x 
A. 25% B. 40% C. 50% D. 70% 
з. 安装 工程 中 ， 脚 手 架 搭 拆 费 属于 ОС O |. 
A. 措施 项 目 费 B. 其 他 项 目 费 C. 分 部 分 项 工程 费 D. 规 费 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) (GB 50500 2013) 规定 ,招标 控制 价 应 在 招标 
s. ) 上 调 或 下 浮 ， 招标 人 应 将 招标 控制 价 及 有 关 资 料 报 送 工程 所 在 地 或 有 该 
工程 管辖 权 的 行业 管理 部 门 工程 造价 管理 机 构 备查 。 
A. 不 应 B. 可 以 YM\ С. 必须 ху D. 无 所 谓 
5. 暂 列 金额 可 根据 工程 的 八 杂 程度 、 设 计 深度 、 工程 路 境 条 件 (包括 地 质 、 水 文 
ааа ) 作为 参考 。 


5%~10% „7 YBZ10%—15% cx 20% ~30% D. 40% ~50% 
三 、 判 断 题 一 2 
L жаян на ak ras nim. датан ъа Patana k 
£. RA. kipana 4 КОНЕН ИБИ Л. ©) 
2. “ 营 改 增 ” 就 是 将 原来 征收 的 营业 税 ， 改 为 现行 的 增值 税 。 ( ) 
3. 招标 控制 价 是 公开 的 最 高 限 价 ， 投 标 人 的 投标 报价 若 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 
应 予 拒绝 。 ) 
4. 暂 列 金额 是 将 来 必然 发 生 但 现在 暂 不 发 生 的 一 笔 费 用 ， 暂 估价 是 将 来 可 能 发 生 也 
可 能 不 发 生 的 一 笔 费 用 。 ( ) 
5. 投标 报价 不 能 高 于 招标 人 设 定 的 招标 控制 价 ， 但 可 以 低 于 成 本 。 ( ) 
四 、 计 算 题 


请 同学 们 参照 本 项 目 中 案例 ， 选 取 本 书 项 目 2、 项 目 4 至 项 目 7 中 的 任 
一 任务 案例 ， 根据 其 工程 量 计算 书 和 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 计 算 每 项 的 综合 
单价 ， 编 制 和 分 部 分 项 工程 费 ， 撕 施 项 目 清单 和 措施 项 目 费 ， 秩 他 项 目 清单 
和 其 他 项 目 费 ， 规 费 、 税 金 项 目 清单 和 规 费 、 税 金 。 最 后 按照 本 书 要 求 的 装 


а а ОА > 【项 目 8 自 测 
订 顺 序 ， 形 成 一 套 《X X 工 程 招标 控制 价 》( 预 算 ) 文件 。 PETES 
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附录 某 小 学 办 公 楼 采暖 工程 
招标 控制 价 〈 预 算 ) 文件 


某 小 学 办 公 楼 采暖 “工程 


招标 控制 价 


招标 控制 价 (小 写 ): 148393. 52 


KĘ): ЖИЙ БЕЛ T ЖМИ ЮЗ аля 


班级 : X> X X X BE 
姓名 : ххх 


编制 时 间 年 月 H 
【 某 小 学 办 公 楼 给 


排水 工程 招标 
控制 价 (预算 ) 】 





程 招标 控制 价 (预算 ) 文件 





工程 名 称 : 某 小 学 办 公 楼 采暖 工程 第 1 页 共 1 页 





1. 工程 概况 

(1) 某 小 学 办 公 楼 采暖 工程 ， 供 水 温度 95"， 回 水 温度 70"。 图 中 标高 尺寸 以 米 计 ， 其 余 均 以 毫米 
计 。 外 墙 为 37 墙 ， 内 墙 为 24 墙 。 除 热力 和 口外， 室内 立 管 上 下 端 安装 丝 扣 铜 球 闪 ， 规 格 同 管 径 ; 散 
热 顺 进 水 支管 处 安装 温 控 赣 。 

D 采暖 管道 采用 镀 匀 钢管 ，DN<32 为 丝 接 ， 其 余 为 焊接 。 全 部 立 管 管 径 均 为 DN25， 散 热 器 支 
管 均 为 DN20。 

(3) 散热 器 选用 TZY2 -6 -8 铸铁 柱 避 型 散热 器 〈 其 主要 技术 参数 见 表 3 - 1)， 采 用 成 组 落地 安 
装 。 双 侧 连 接 的 散热 器 ， 其 中 心 距 离 均 为 3. 6m; 单 侧 连 接 的 散热 器 ， 立 管 至 散热 器 中 心 距离 为 1. 8m。 
每 组 散热 器 上 均 装 p10 手动 放风 阀 一 个 。 

CO 地 沟 内 供 同 水 二 管 采用 涯 棉 下 所 保温 《 厚 30mm) ， 外 编 玻 殉 丝 布 一 层 ， 再 出 洒洒 一 道 。 地 
上 管道 刷 银 粉 漆 两 六。 散热 器 现场 刷 银 粉 漆 一 遍 。 

(5) 干 管 坡度 i=0. 003, 

(6) 管道 穿 地 面 和 楼 板 ， 设 一 般 钢 套 管 。 管 道 穿 楼 板 、 enna 
建 考虑 完成 ， 此 项 目 暂 不 计算 。 

Ст) 管道 支架 供 回 水 干 管 设 置 由 角钢 L_ 40X4 制作 ， oa 08kg， 共 26 个, Ж 
ЖАЛИЙ ИТУЕН СУШ. BESE: э атаан. 

2. 工程 招标 范围 

本 次 招标 范围 为 施工 图 〈 图 纸 工 号 : >> ЫЫТ 年 X 月 Xx 日 ) 范围 内 除 XX 以 外 的 工程 ， 
安装 分 包 项 目的 主体 预 埋 、 预 留 训 分 包 全 在 本 

3. 招标 控制 价 编制 的 依据 

CD 招标 文件 提供 的 工程 量 清音 MAA 

(2) 工程 施工 设计 图 纸 及 相关 资料 %、、 

(3)《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定额 站 及 相应 计算 规则 、 Pr 

(4) 建设 项 目 相关 的 标准 、 赵 范 、 技 术 资料 。 

(5) 工程 类 别 判断 依据 及 工程 类 别 : miana иан. 《山东 省 建筑 安装 工程 
费用 项 目 组 成 及 计算 规则 )， 销 定 本 工程 为 三 类 x 

(6) A T.T. PA 施工 机 械 台 班 单价 按照 下 程 从 从 管理 机 构 现 行规 定 计算 。 本 例 中 人 工 工 日 单 
价 按 103 0/7 ГИМ 2017 ЕТ. 程 造价 信息 第 1 季度 信息 价 ， 对 于 没有 发 布 信息 价格 
的 材料 ， NN 市 场 价 确定 。 

(7) 费用 计算 中 各 项 费 率 按 工程 造价 管理 机 构 现行 规定 计算 。 






































单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 
工程 名 称 ， 某 小 学 办 公 楼 采暖 工 程 标 段 : 第 页 共 页 
све | — кава | (O) | 其 中 : 暂 估价 (元 _ 

1 分 部 分 项 工程 费 119195. 83 
2 措施 项 目 费 3713. 25 
3 其 他 项 目 17000 
3.1 其 中 : 暂 列 金额 17000 
3.2 其 中 : 专业 工程 暂 估价 0 
8;8 其 中 : HHT 0 
3.4 其 中 : 总 承包 服务 费 0 
4 规 费 9094. 09 
4.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 6967. 47 
5 税金 16390. 35 

招标 控制 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 148393. 52 











Wiz 安装 工程 计量 与 计价 м 


分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 


标 段 : 


第 页 共 页 





项 目 编码 


чо ж 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


Fr ж н с 


金额 (x) 





其 中 : 
暂 估价 


Rh: AIR 
{ 手 工 计算 增加 此 列 ) 





1 | 031001001001 


RRE 


安装 部 位 :室内 
. 输送 介质 : АЖ 


. 规格: DN50 
5. 连接 方式 ,焊接 


.压力 试验 及 冲洗 


HER 


1 
2 
3. Ий: ШЕШ 
4 
5 
6 


按 规 


m |67. 66 


67.28 


4522. 16 一 


A 


21. 54X67. 66=1457. 40 





2 | 031001001002 


аи 


安装 部 位 ,室内 
.输送 介质 ， 热 水 


4. 规格 : DN40 
5. ERIR: WASO 


1 
2 
3. Ий: ВАНЯ 
i 
5 
6 


, 


54.74 


aÑ 


3038. 07 


18.41 X55. 50= 1021. 76 





` 





L, 安装 部 位 ， 室 内 
输送 介质 ， 热 水 
‚Ий. ИНИ 


5. 连接 方式 ， 焊接 


范 要 求 


3 oT 4. йй: DN32 


6. 压力 试验 及 冲洗 





2289. 15 


15. 76X49. 84= 785. 48 





4 | 031001001004 


нї 


. 安装 部 位 :室内 
.输送 介质 АЖ 


. 规格 : DN25 
5. 连接 方式 : 螺纹 连接 
.压力 试验 及 冲洗 ， 按 规 


范 要 求 


1 
2 
3. 材质 , ВАНЯ 
4 
5 
6 


т [197.45 


57.27 


11307. 96 


21.33X197. 45=4211. 61 





5 | 031001001005 








аи 





. 安装 部 位 : 室内 
. 输送 介质 : АЖ 


. 规格 : DN20 
5. 连接 方式 : 螺纹 连接 
.压力 试验 及 冲洗 : 按 规 


范 要 求 


1 
2 
3. 材质 RERE 
4 
6 





m |148.20 








45.72 





6775. 70 = 





17.81X 148. 20=2639. 44 

















HRAB | 项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


Fr ж ви + 





暂 估 价 


Eh: AIR 
{ 手 工 计算 增 加 此 列 ) 





031002001001 | 管道 支架 


1. Ий: L_40X4 角钢 
2. 管 架 形式 ， 单 件 质 量 < 
5kg 的 固定 支架 


28.08 


230.21 


6464.30 


89. 05 Х28.08=2500. 52 





031002001002 | 管道 支架 


BERE DN 25 成 品 管 卡 | E 


47.02 


6.48 


304.69 


1.24X47.02=58.30 





031002003001 ER 


1. 名 称 、 类 型 : —R й 
套 管 

2. 材质 ,焊接 钢管 € 

3. 规格 ， DN50 以 内 

1. 填料 材质 ， 沥青 麻 丝 


46.73 


Jh 


R 


14.21Х19= 269. 99 





081002003002 套 管 


L 名 称 、 Ж, АЗРА 

£t / 
L 材质， “SAN Ñ 
3. ВИ: ОМЗ У 
Ñ аний: нн 


32 
` 


1911.48 


9.99X60=599. 40 





031002003003 


Маек, вян 


о) 2. 材质 : 焊接 钢管 е 
3. 规格 ， DN20 以 内 r 


At 


4. 填料 材质 ， 沥青 麻 丝 





409. 12 


8. 76X16=140. 16 





031003001001 


1. 类 型 : MARRA 
2. ИЖ. 铜 质 
3. 规格 : DN20 
4. 连接 方式 ， 螺 纹 连接 


56 


42.86 


2400. 16 


11.33 Х56= 634.48 





031003001002 | #7 


1. 类 型 ， QIIF -16T 铀 
RA 

2. Ий. 铜 质 + 

3. 规格 ， DN25 

4. 连接 方式 :螺纹 连接 


26 


64.16 


1668. 08 


11.33X26=294.58 








031003001003 | 2AN 








1. 类 型 ZP88 - 1 立 式 自 
HETA 

2. ИЖ. 铜 质 + 

3. 规格 : DN25 

1. 连接 方式 ,螺纹 连接 








68.55 





137.10 











15.45X2=30.90 
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Wiz 安装 工程 计量 与 计价 м 

















( 续 ) 
# 1 金额 (x) 
; 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 А 程 | 综合 АЁ 其 中 : Еф: AIR 
位 | 量 | 单价 | "O ERM] (手工 计算 增加 此 列 ) 
1. 类 型 : ИЩИ 
и | 031003001004 | жат | ` HR: ME 个 | s | 8.24 | 461.44 | 一 |3.09X56=173.04 
3. Юй: #10 
4. 连接 方式 : 螺纹 连接 
1. 类 型 : Z44T -16 B| Ñ r 你 
焊接 法 兰 | 2. 材质 : 碳 钢 Е 
15| 0300300800 | "xn sah. DN 个 | 1 Ni 23. 69X1=23.69 
а 连接 方式 h kt Р М 
1. 类 型 ， ички S 
焊接 法 兰 | LARRA Z ы u 
16 | 081003003002 |. T INS ESY 2 [155.19] 310.38 25.75X2=51.50 
1 








17 | 031003011001 法 兰 - 规格 ,DN50 282.49 | 564.98 29.87X2=59.74 
> 3. 连接 形式 ， 平 焊 法 兰 
SNI 
1. 材质 : Ж 
18 | 031003011002 法 兰 2. 规格 : DN40 W| 1 |251.16| 251.16 | 一 |22.66X1=22.66 





1. 型 号 、 规格: TZY -6 -8 
铸铁 2. 安装 方式 ， 成 组 落地 安 
19| 081005001001 | 散热 器 |w соний 组 


3. 托 架 形式 : ГЕ 


897.91 | 46691.32] ~ 62.01X25=1550.25 








1. 型 号 、 规 格 : TZY-6-8 
20 | 031005001002 ккк AARS 组 | 31 |698.31|21647.61| 一 |40.89X31=1267.59 
散热 器 | 装 (16 片 以 内 ) 


з. 托 架 形式 : ГЕ 





L Ak: 压力 式 温度 计 

2. 类 型 : 压力 式 

21 | 030601001001 Я 2 188.98 | 377.96 = 65.61Х2=131. 22 
КУТУГЕ 


以 下 
































程 招标 控制 价 (预算 ) 文件 














计 
序 量 
z 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 т ÉE | 综合 26 Em: 其 中 ， AIR 
位 | 量 | 单价 | | 和 暂 估 价 | (手工 计算 增加 此 列 ) 
1. 名 称 : 一 般 压力 表 
22 | 030601002001 | 压力 仪表 | 2. 型 号 ; Ү-60 块 | 2 |124.46| 248.92 一 “|26.99X2=53.98 
3. 规格 ,就 地 安装 





1. 油漆 品种 ， 银 粉 洒 














23 | 031201001001 iB Ml ? [48.09] 9.74 468. 40. — [4.22Х48.09=202. 93 
tE TT e T |" : М, 
7 
1 ЗН. 
金属 2. 油漆 品种 
24 | 031201003001 0. 39 28. 08=10. 95 
结构 剧 油 | з. 结构 类 型， 
4. 涂 刷 饥 数 : 
он | оа. TA 
25 | 031201003002 Ий 2. 结构 类 型 : NER kg |28. 08 0.81 | 22.74 0. 38X28. 08=10. 67 
= з. жая, у x 
一 一 № 

















26 | 031201004001 Е 2343. 09 2. 94X366. 68= 1078. 04 
йй, [wasa -a 
一 一 一 
‚ХУ | L 布 面 品种 ， ҖЕ 
好 mo 2. 油漆 品种 : 沥青 漆 602.86 | 一 |7.11X31.58=224.53 
3. 涂 刷 遍 数 ， 一 遍 
1. 绝热 材料 品种 : 岩 棉 
管 沉 
8 | 03120800200 А 3 |0. 708 |1031. 76| 730. 49 — |490. 49Х0.708=347. 27 
э 001008002001 ВА | 和 нше зы [К 
3. 管道 外 径 , 57mm 以 内 
1. 材料 玻璃 丝 布 
29 | 031208007001 | RPE | 2. EE: -E mê | 31.58 | 21.69 | 684.97 | — |3.72X31.58=117.48 
3. 对 象 ; 管道 





р 1. 上 供 下 回 低温 热 水 采 暖 
30 | 031009001001 ZELA 系统 系统 | 1 |1500.47| 1500.47 | 一 |402.58X1=402.58 


























调 

калк 2. 管道 工程 量 ; 514.41m 
本 页 小 计 119195.83| 一 20319.80 
è H 119195.83| 一 20319.80 
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Wiz 安装 工程 计量 与 计价 7 A 
































总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 某 小 学 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 页 共 页 
s| яваа | maan ш. | 本 | ож 
1 031302002001 夜间 施工 费 20319. 80 2.5 728.97 
2 031302004001 二 次 搬运 费 20319. 80 2.1 575. 21 
3 031302005001 冬 雨季 施工 增加 费 20319. 80 2.8 766. 95 
4 031302006001 已 完工 程 及 设备 保护 费 20319. 80 N 2 296. 87 
7% 
6 031301017001 有 关 专 业 工 程 的 措施 项 目 Р 1345. 25 
(脚手架 搭 拆 费 ) 了 
X S= 











合计 ， k , 3713. 25 
У“ 


NSS 
一 ”其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 
采暖 工程 жа. 总 





工程 名 称 ， 某 小 学 办 公 E 第 页 共 页 











































-项 目 名 称 计量 单位 
1 NO non La 17000 
> ш J 
2 暂 估价 0 
2:1 材料 〈 工 程 设 备 ) 暂 估价 0 
AS 专业 工程 暂 估价 0 
3 计 日 工 0 
4 总 承包 服务 费 0 
合 计 17000 

















暂 列 金额 明细 表 


































































































工程 名 称 : 某 小 学 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计量 单 位 暂 定金 额 (元 ) 备 注 
分 部 分 项 工程 费 
=119195. 83X (10% ~15%) 
1 е 17000 
= 011919. 58 — 17879. 37) (Jt) 
本 案例 取 17000 元 
合 计 Ç >T 
规 费 、 к <Ñ 
工程 名 称 : 某 小 学 办 公 楼 给 排水 工程 < 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 ‚= 4 计算 基数 | 计算 费 率 (%) | 金额 (元 ) 
1 规 费 
ЯЯ SA 
4 安全 文明 施工 分 ‚4 967. 4 
1.1 安全 文明 施工 费 жп янт 4.98 6967. 47 
Y 
一 分 部 分 项 工程 费 十 措施 | 
1.2 КЕ X An | 1.52 2126. 62 
кака) 项 目 费 十 其 他 项 目 费 、\、 ` 
a) Т ЖА" 
(2) 失业 保险 费 
(3) 医疗 保险 费 
(4) 工伤 保险 费 
(5) 生育 保险 费 
按 所 在 地 设 区 市 相关 规 
八 
1.3 住房 公积金 定 计算 0 
1.4 工程 排污 费 了 
定 计算 
Ls | 建设 项 目 工伤 保险 | 按 所 在 地 设 区 市 相关 规 а 
定 计 算 
2 税金 кле дыш 11.0 16390. 35 
i 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 ` i 
& +H 25484. 44 
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工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 1 页 共 30 页 
项 目 编码 031001001001 | 。 项 目 名 称 asas итп 
清单 综合 单价 组 成 明细 
=й =й 4 h 合 f 
js 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编 单位 
* AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-2-38 енш lom | 0.1 |215. 37 | 12.86 | 30.44 |187. 37 | 21.54 | 1.29 | 3.04 [18.74 
人 工 单价 小 计 21.54 | 1.29 | 3.04 | 18.74 
综合 工 日 (安装 ) ХХ, 
нЕ 未 计价 材料 ⁄ J 22.67 
103 元 / 工 日 4 N w 
清单 项 目 综合 单价 <N Ñ 67. 28 
= Ë £ WN 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 ў 数量 | 单价 | 合 价 单价 | 合 
材料 费 镀 锌 钢管 DN50 x< m [1.015 | 21.47 | 21.79 _ 
明细 采暖 室内 钢管 焊接 管件 DN50 i N| [олз | 68 | 0.88 
其 他 林 料 费 \\ 1.29 
1 иң ç 23.96 
> * т 
ж н йй: _ 94 ы 第 2 页 共 30 页 










































































TRAB 2 1031001001002 эй, y m на N 
N > 清单 综合 单价 组 成 明细 
ей Р = 单 h 合 f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 采暖 钢管 
10-2-37 жерйн lom | 0.1 |184.06| 8.89 | 17.53 [160.13 | 18.41 | 0.89 | 1.75 |16.01 
人 工 单价 小 计 18.41 | 0.89 | 1.75 | 16.01 
综合 工 日 (安装) 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 17. 68 
清单 项 目 综合 单价 54.74 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 a WA 
材料 费 镀 锌 钢管 DN40 m 1.015 | 16.90 | 17.15 | 一 = 
明细 采暖 室内 钢管 焊接 管件 DN40 个 |0.085 | 6.20 | 0.53 = 
其 他 材料 费 0.89 
材料 费 小 计 18.57 














程 招标 控制 价 (预算 ) 文件 













































































































































































工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 Ez: 第 3 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 031001001003 项 目 名 称 RAE 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 ей 单 h 合 价 
н 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-2-36 т рны 10m | 0.1 |157.59| 6.90 | 13.44 | 137.10 | 15.76 | 0.69 | 1.34 | 13.71 
9 焊接 DN32 内 m e 91.99 . 5 . . ЕЯ . 09 s e 
人 工 单价 小 计 15.76 | 0.69 | 1.34 | 13.71 
综合 工 日 (安装 ) = \ | 
е 未 计价 材料 75 КУ ныз 
清单 项 目 综合 单价 NA 让 45. 93 
уд к шр ч ч 
主要 材料 和 名称、 规格 、 弄 号 Maan |an |an ии ни 
材料 费 镀 锌 钢管 DN32 1.015 | 13.77 | 13.98 
明细 采暖 室内 钢管 焊接 管件 DN32/ A 0.084 | 5.30 | 0.45 
其 他 材料 名 0.69 
OKD ФА 15.12 
7, , VX 
CRAM: Ааа TP йй. x L 第 4 页 共 30 页 
TAME -| 031001001004 项 目 名 称 AD 镀 锌 钢管 =й 
—— L УА 单位 
NO 清单 综合 单价 组 成 明细 
£ I *й 单 价 € f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 采暖 钢管 А Ра Рр 
10-2-14 ШЕ ОМА 10m | 0.1 | 213.31 | 5.19 | 5.05 |185. 58 | 21.33 | 0. 519 | 0.505 | 18.56 
人 工 单 价 小 计 21.33 | 0.519 | 0.505 | 18.56 
综合 工 日 CE 
eon 未 计价 材料 16.36 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 57. 27 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 s. wn 
材料 费 镀 锌 钢管 DN25 m 0.97 | 10.65 | 10.33 | 一 = 
明细 采暖 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN25 +t 1.231 | 4.90 | 6.03 一 一 
其 他 材料 费 0.519 
材料 费 小 计 16. 88 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 5 页 共 30 
项 目 编码 031001001005 项 目 名 称 ERRE у т 
清单 综合 单价 组 成 明细 
+ 价 合 h 
定额 定额 
= 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
室内 采暖 钢管 Е ms g 
10-2-13 y pyp | lom | 01 [178.09] 377 | 202 [154.94 | 17.81 | 0.38 | 0.20 [15.49 
人 工 单价 小 计 17.81 | 0.38 | 0.20 | 15.49 
综合 工 日 (安装 ) а y 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 Y 入 11.84 
清单 项 目 综合 单价 i K 45.72 
r 暂 估 | 暂 估 
号 у A 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 w ma 单价 | 合 价 | 单价 | am 
材料 费 РЕНИ DN20 ҮЧ. 0.97 | 7.17 | 6.95 一 
明细 采暖 室内 镀 锌 钢管 螺纹 管件 DN20 _ > ”NM | 12254] 3.90 | 4.89 
данк 二 0.38 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 公 楼 采暖 工程 ~、 第 6 页 共 30 页 
计量 
项 目 编码 1002001001 МЕ 
A 
"У & 价 
єй Ё ей 
定 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 лия 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
管道 支架 制作 
10-11-1|( 单 件 质量 5kg| 100kg | 0.01 | 578.76 | 59.54 | 186. 18 | 503.52 | 57.88 | 5.95 | 18.62 | 50.35 
以 内 ) 
管道 支架 安装 
10-11-6|( 单 件 质量 5kg| 100kg | 0.01 | 311.68 | 134.81 | 118.36 | 271.16 | 31.17 | 13.48 | 11.84 | 27.12 
以 内 ) 
人 工 单价 小 计 89.05 | 19.43 | 27.46 | 77.47 
综合 工 日 (安装 ) š 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 16. 80 
清单 项 目 综合 单价 230. 21 
主要 材料 名称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | ай Mis 
材料 费 = = 
明细 L40X4 角钢 kg 1.05 | 16.00 | 16.80 
其 他 材料 费 19. 43 
材料 费 小 计 36. 23 
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TRAR: 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 7 页 共 30 页 
项 目 编码 031002001002 项 目 名 称 管道 支架 ee > 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей =й 单 h 合 价 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
号 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-11-12 кыа + 1 1.24 0.38 1.08 1.24 0.38 1.08 
DN32 (以 内 ) 
人 工 单价 小 计 1.24 | 0.38 1.08 
综合 工 日 (安装 Y 
ERTH 未 计价 材料 ,| KS 3.78 
103 元 / 工 日 , 
у 
清单 项 目 综合 单价 а 6.48 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 (e mua | aa | ап | w [е 
MBA - — Si ш. э. 
ы 镀 锌 钢管 DN25 成 品 管 卡 > X ОЕ 1.05 | 3.60 | 3.78 
; 其 他 材料 更 < K 0.38 











ИЙИЛ a 1.16 
一 -一 一 
m” к AW 
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дав ioo] mamam | єк om Е" 
\ y 单位 
М > панантанна 
> 
定额 № 定额 mh e t 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
一 般 穿 墙 套 管 е 
10-11-27 DN50 制作 安装 个 1 14. 21 6.01 0. 79 12.36 | 14.21 6.01 0.79 |12.36 
人 工 单价 小 计 14.21 | 6.01 | 0.79 | 12.36 
综合 工 日 (9 
кене) 未 计价 材料 13.36 
103 元 / 工 晶 
清单 项 目 综合 单价 46.73 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 人 
“п 焊接 钢管 DN80 m |0.318 | 42.00 | 13.36 | 一 
“ 其 他 材料 费 6.01 
材料 费 小 计 19.37 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 9 页 共 30 页 
项 目 编码 031002003002 项 目 名 称 套 管 + 
清单 综合 单价 组 成 明细 
EW =й 单 h 合 价 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-11-26 ETMEN 个 1 | 999 | 2.58 | 0.74 | 8.69 | 9.99 | 2.58 | 0.74 | 8.69 
“| DN32 制作 安装 с ` i ы ok ` i i 
人 工 单价 小 计 9.99 | 2.58 | 0.74 | 8.69 
综合 工 日 GE Y 
ARTILAR 未 计价 材料 r | К 9.86 
103 元 / 工 日 ⁄ 
< 
清单 项 目 综合 单价 ye Ñ 31. 86 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 аа | ат | wë | uú 
3 、 型 号 Na 6 单价 | 合 
уы 焊接 钢管 DN50 > X [\ m | 0.318 | 31.00 | 9.86 
я 其 他 材料 费 - s 2.58 
ИҢЛИ 12.44 
r 
A NN 
工程 名 称 : ЖОР BEIMA BË ЖИ T ga 标 段 : 第 10 页 共 30 页 
A 计量 
项 目 编码 “| 031002003003 项 目 名 称 + 
` x 单位 
т УУ 清单 综合 间 价 组 成 明细 
> 
入 4 h € t 
ЕЙ znan zM 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
一 般 穿 墙 套 管 Ма е а 
10-11-25 DN20 制作 安装 + 1 8.76 1. 86 0. 65 7.62 8. 76 1. 86 0. 65 7.62 
人 工 单价 小 计 8.76 | 1.86 | 0.65 | 7.62 
综合 工 日 (安装) 
нин 未 计价 材料 6.68 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 25.57 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 F Е 
з 焊接 钢管 DN32 m [0.318 | 21.00 | 6.68 一 一 
其 他 材料 费 1.86 
材料 费 小 计 8.54 











附录 Boa з 程 招标 控制 价 (预算 ) 文件 











































































































































































工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 11 页 共 30 页 
项 目 编码 031003001001 项 目 名 称 螺纹 阀门 йл ^ 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 4 h аё h 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 1 F 
s 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-33| BARBRA] 个 | i finas] so | ozo | oss | 11.33 | зот | озо | 986 
安装 DN20 内 КБЕ А : u е Ё 
人 工 单 价 小 计 11.33 | 3.97 | 0.20 | 9.86 
综合 工 日 (安装 Y 
ушл эщ 未 计价 材料 r К 17.50 
103 元 / 工 日 r ч 
& 
清单 项 目 综合 单价 
wa A 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 
| 材料 名 称 、 规 格 单价 | 合 
散热 器 温 控 闪 DN20 > 1 |1.50 |17.50| | 
其 他 材料 费 。 K 3.97 
ИЙИ m 21.47 
— HE ge 
UN ‚5 
LB MARIARI T вв. ул А 第 12 页 共 30 页 
anag Ain] явав М © швп WE g 
` x NP 单位 
Y j> жаша абла 
> 
/ 单 h 合 f 
EN 定额 名 称 хи 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-3 Жы 安装 个 1 11.33 16.88 1.14 9.86 11.33 16.88 1.14 9.86 
人 工 单 价 小 计 11.33 | 16.88 | 1.14 | 9.86 
综合 工 日 (4 
руна 未 计价 材料 24.95 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 64.16 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 17 
“т 丝 扣 铜 球阀 DN25 + | Lo [ото |295| 一 | 一 
“ 其 他 材料 费 16. 88 
材料 费 小 计 41.83 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 13 页 共 30 页 
项 目 编码 031003001003 项 目 名 称 螺纹 阀门 1 + 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей ей 单 h 合 价 
5, 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
овор РЧА + 1 | 15445 | 13.50 | 0.16 | 13.44 | 15.45 | 13.50 | 0.16 | 13.44 
装 DN25 
人 工 单价 小 计 15.45 | 13.50 | 0.16 | 13.44 
综合 工 日 Ck J 
мея 未 计价 材料 r К 26.00 
103 元 / 工 晶 АХ 
< 
清单 项 目 综合 单价 AAN 68. 55 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 аа | | ат | wë [6 
3 A 、 型 号 和 NE 台 单价 | 合 
pia НЕЧ DN25 > ҳ ` + 1 | 26.00 | 26.00 
aa 其 他 材料 费 。 у К 13. 50 
НЫЕ 39. 50 
ЕГ. 
УЧИ, 
工程 名 称 : 某 学 WARRE 工程 标 段 : 第 14 页 共 30 页 
mas йом 项 目 名称 |. mami и 
\ x NP 单位 
Y > жаша кбиялиа 
> 
ей ый 定额 4 h * f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-31|, 手动 放风 阅 安 个 1 3.09 0. 64 == 2.69 3.09 0.64 = 2.69 
X $10 
人 工 单价 小 计 3.09 | 0.64 2.69 
综合 工 日 (4 
реи 未 计价 材料 1.82 
103 元 / 工 昌 
清单 项 目 综合 单价 8.24 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 Te 
MB FARRA DN10 + 1.01 | 1.80 | 1.82 一 一 
明细 
其 他 材料 费 0. 64 
材料 费 小 计 2.46 














附录 Ба 程 招标 控制 价 (预算 ) 文件 






















































































































































































TRAR: 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 15 页 共 30 页 
项 目 编码 031003003001 项 目 名 称 焊接 法 兰 阀门 ^ 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 =й 4 h а h 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 
号 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10 -5-38| "А 个 1 |23.69 | 9.48 | 1.08 | 20.61 | 23.69 | 9.48 | 1.08 |20.61 
装 DN40 内 
人 工 单价 小 计 23.69 | 9.48 | 1.08 | 20.61 
„ыла р Y 
综合 工 
йш 未 计价 材料 r | К 85. 00 
103 元 / 工 晶 , X 
清单 项 目 综合 单价 ; х 139. 86 
š Ë А, 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 eg. 数量 | 单价 | 合 价 单价 | 合 
上 
еу ik И Б , AZN PE 1 85.00 | 85.00 
Е ТТА 9.48 
TAN Р 94.48 
А — 
гн. 菜 学 校 办 公 楼 采暖 工程 вв. 、X 第 16 页 共 30 页 
项 目 编码 > > зве є „ 10 ЧЕ | 
>N x< №, 单位 
ЁЗ 清单 综合 单价 组 成 明细 
y 
š 4 t ё f 
定额 定额 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
焊接 法 兰 阁 安 АРЕ А РЕ 
10-5 -39 3 DN50 内 本 1 25.75 | 11.56 1.48 22.40 | 25.75 | 11.56 1.48 | 22.40 
人 工 单价 小 计 25.75 | 11.56 | 1.48 | 22.40 
综合 工 日 (安装 ) 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 94. 00 
清单 项 目 综合 单价 155. 19 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 не ЕЕ 
HAR WRN DN50 ji 1 94.00 | 94.00 | 一 一 
明细 - 
其 他 材料 费 11. 56 
材料 费 小 计 105. 56 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 17 页 共 30 页 
项 目 编码 031003011001 项 目 名 称 法 兰 А 副 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей ей * f аё 价 
2 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
碳 钢 平 焊 法 兰 | ， 2 E е Р 
105—139... DN50 副 1 |29.87 | 9.25 | 5.38 | 25.99 | 29.87 | 9.25 | 5.38 | 25.99 
人 工 单价 小 计 29.87 | 9.25 | 5.38 | 25.99 
综合 工 日 ( 安 Y 
каты 未 计价 材料 r К 212.00 
103 元 / 工 日 , í 
<S 
清单 项 目 综合 单价 ¿A N: Ñ 282. 49 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 弄 号 1 Nan 单价 | an | 暂 佑 | 暂 人 
3 Я 、 型 号 Ф а 单价 | 合 
к 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 Ws 片 2 |106. 00 |212.00 
nenn N 9.25 
| ҮП 










































































m B — ` |031003011002 знав | 法 兰 计量 | g 
S< ГУУ 单位 
NG панантаяи 
ей I ей 4 6 € t 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
10-5-138 PATIRE 副 1 |22.66 | 881 | 4.43 | 19.71 | 22.66 | 8.81 | 4.43 [19.71 
安装 DN40 
人 工 单价 小 计 22.66 | 8.81 | 4.43 [19.71 
综合 工 日 G 
сщ 未 计价 材料 196. 00 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 251.16 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 нЕ Е 
ява 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 片 2 98.00 | 196 一 一 
明细 
其 他 材料 费 8. 81 
材料 费 小 计 204. 81 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 19 页 共 30 页 
项 目 编码 031005001001 项 目 名 称 铸铁 散热 器 А 组 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей ей + ff & 价 
二 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
RH k H N 
10-7-9 | 型 散热 器 落地 安 | 组 1 |6201 | 1.76 | 0.19 | 53.95 | 62.01 | 1.76 | 0.19 | 53.95 
装 (20 片 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 62,01 | 1.76 | 0.19 | 53.95 
BRTH GED „Мх 
ба 未 计价 材料 „г < 780.00 
103 元 / 工 晶 
清单 项 目 综合 单价 gA 897. 91 
+ 
F. F P 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 JE 数量 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 
材料 费 
明细 780. 00 | 780. 00 
1.76 
781. 76 


















































































工程 名 称 : 某 学 校 办 第 20 页 共 30 页 
КАЧ 
NO 
ы ей 单价 € f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
WR kE R 
10-7-8 | 型 散热 器 落地 安 | 组 1 |40.89 | 1.6 | 0.19 | 35.57 | 40.89 | 1.66 | 0.19 |35. 57 
Ж (16 片 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 40.89 | 1.6 | 0.19 |35.57 
ETET 
SREI 未 计价 材料 620.00 
103 元 / 工 晶 
清单 项 目 综合 单价 698. 31 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 А уй 
о, TZY-6-8 Hi Ek EESE ЖИА 组 1 620. 00 | 620.00| 一 = 
其 他 材料 费 1.66 
材料 费 小 计 621. 66 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 第 21 页 共 30 页 
项 目 编码 030601001001 项 目 名 称 温度 仪表 йк 支 
清单 综合 单价 组 成 明细 
2и Р # f E 价 
“м 定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
# 单位 
5 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
压力 式 温度 计 
6-1-11 |( 毛 细 管 长 2m| 支 1 |65.61 | 8.54 | 0.95 | 57.08 | 65.61 | 8.54 | 0.95 | 57.08 
以 内 ) 
人 工 单价 小 计 65261 | 8.54 | 0.95 | 57.08 
综合 工 日 (安装 ) н: Fa < à 
кф 未 计价 材料 / 56. 80 
103 元 / 工 日 
С А X 
清单 项 目 综合 单价 Ear 188. 98 
KA] 暂 估 | Wd 
д ч 1 2 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 Е? ож 数量 | 单价 | 合 价 单价 | 合 
插座 〈 带 丝 堵 ) Р Ñ * 1 | 56.80 | 56.80 
i ИЛДА 8.54 
65. 34 
































































































УЛ, , VX 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : xx к 第 22 页 共 30 页 
TAME “| 030601002001 явав 下 一 压力 仪表 "E ж 
《十 y 单位 
М >. 清单 综合 单价 组 成 明细 
/ 4 6 € t 
al 定额 名 称 EA 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
6-1-46 Каи (йж 块 1 26. 99 4.71 0. 68 23.48 | 26.99 4.71 0.68 | 23. 48 
人 工 单价 小 计 26.99 | 4.71 | 0.68 | 23.48 
综合 工 日 (9 
未 计价 材料 68. 60 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 124. 46 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 а. ТЕ 
材料 费 取 源 部 件 套 43.20 | 43.20 _ 
明细 仪表 接头 套 1 25.40 | 25.40 | 一 一 
其 他 材料 费 4.71 
材料 费 小 计 73.31 
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项 目 编码 031201001001 项 目 名 称 管道 刷 油 у т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
# h A h 
定额 定额 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
12 -2-22 Rp 10m? | 0.1 |21.53 | 1.32 | 一 |18.73 | 215 | 0o13 | — |1.87 
12-2 -23 сои 10m? | 0.1 | 20.70 | 0.88 - [18.00 | 2.07 | 0.09 1.80 
人 工 单价 小 计 22 0. 22 3.67 
综合 工 日 (安装 ) a „у 
SAITH 未 计价 材料 a < 1.63 
清单 项 目 综合 单价 ` | 9.71 
инна, ИН. 03 ml Жи | wa | аю К | 
材料 费 шиж ¿oke | 0.067 | 12.60 | 0. 84 一 
明细 HNE Р RS ke | 0.063 | 12.60 | 0.79 
TICAS 0.22 
ии 也 1.85 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 了 VO йй у 第 24 页 зой 
” y> F. a н еч 
таяв [omm] ойнай | T аянына ЧЕ. 
< ког 
; `S 1y 5 
定额 NS 定额 8% 价 6 价 
定 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
М@=1-7 шк 100kg | 0. 01 ко ai s 5.43 | 0.062 | 0.005 | 0.017 | 0.054 
12-2-55 Воч 100kg | 0. 01 16. 89 0.07 4.29 14.69 | 0.168 | 0.0007 | 0.043 | 0.147 
12=2=56 Esas 100kg | 0.01 16.27 0.63 4.29 14.15 | 0.163 | 0.0063 | 0.043 | 0.143 
人 工 单价 小 计 0.39 | 0.01 0.10 | 0.34 
综合 工 日 (安装 ) š 
103 元 / 工 日 未 计价 材料 0.35 
清单 项 目 综合 单价 1.19 
主要 材料 和 名称、 规格、 型 号 an m | 单价 |an |ү | 加 人 
材料 费 醇 酸 防 锈 漆 C53 - 11 kg 0.016 | 13.50 | 0.22 一 一 
明细 醇 酸 防 锈 漆 C53 - 11 kg |o0.0095|13.50 | 0.13 | 一 = 
其 他 材料 费 0.01 
材料 费 小 计 0. 36 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 25 页 共 30 页 
项 目 编码 031201003002 项 目 名 称 金属 结构 刷 油 lE kg 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 et ай 
定额 名 称 数量 
编号 В 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 te 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 he 
12 -2-60| SX M ое oor | 19.57 | 1.27 17.03 |0. 1957 | 0. 0127 0. 1703 
粉 漆 第 一 遍 
12-2-61 DEZAME 100kg | 0.01 | 18.64 | 1.14 16.22 |0. 1846 | 0. 0114 0. 1622 
MERA Y 
人 工 单价 小 计 ⁄ [TT 0.0241 0.3325 
综合 工 日 (安装 | 
TB (EW 未 计价 材料 X 0.07 
103 元 / 工 晶 У 
清单 项 目 综合 单价 N< в. N 0.81 
-TS 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 RS Pam me an | am | үт a 
材料 费 银 粉 漆 ` S w kg |0.0033| 12.60 | 0.04 
明细 ий. SN k |°. 0029 12. 60 | 0. 03 
ЫНА y: m 0.0241 
ШИГЕ Ху УЛ. 0. 0941 
` k 
СА кю j 第 26 页 。 共 30 页 
7 МУ NƏ — р 
项 目 аз, 031201004001 | 。 项 目 名 称 BAHRIN aE m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей 定额 4 h аё f 
定额 名 称 数量 理 理 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 а 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 ee 
12=2-132 ыд йв 10m? 0.1 29. 36 2.19 一 25.54 2. 94 0. 22 = 2.55 
人 工 单价 小 计 2.94 | 0.22 = 2.55 
вати G 
ке 未 计价 材料 0.68 
103 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 6.39 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 мй 
材料 费 - = 
明细 W ie kg | 0.054 | 12.60 | 0.68 == == 
其 他 材料 费 0.22 
材料 费 小 计 0. 90 
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工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 27 页 共 30 页 
项 目 编码 031201006001 项 目 名 称 布 面 刷 油 йя т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
m р 单价 СЕК 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 工 工 
号 AIR ина nam | 和 利润 | AIR | 材料 和 | 机 械 费 | 和 利润 
12-2- 168 начы 10m? | 0.1 71.07 | 2.42 61.83 | 7.11 0. 24 + 6.18 
人 工 单价 小 计 7.11 | 0.24 6.18 
RATH (安装) K 
kit , Ss 5 
E ITH 未 计价 材料 ,XK < 5.56 
清单 项 目 综合 单价 N. N 19.09 
| 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 Та | 数量 | 单价 | 合 价 е 
е | ното ke [оз | 10.70 | 55 
ГТГ 0. 24 
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mann _ зибои mee s S жай HR. ag 
` x \, 单位 
X 六 清单 综合 单价 组 成 明 组 
> 
ú 单 h аё f 
йе ва r 数量 管理 费 š 管理 费 
编号 单位 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 AIR | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
& 
12-4 -20 Кынк т? 1 490.49 | 28.02 | 18.74 | 426.73 | 490. 49 | 28.02 | 18.74 |426. 73 
人 工 单价 小 计 490. 49 | 28.02 | 18.74 |426.73 
BAILH G 
жан) 未 计价 材料 67.77 
103 元 / 工 昌 
清单 项 目 综合 单价 1031.76 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 ар mi 
材料 让 岩 棉 管 壳 m | 1.03 | 65.80 | 67.77 | 一 一 
明细 = 
其 他 材料 费 28. 02 
材料 费 小 计 95. 80 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 标 段 : 第 29 页 共 30 页 
项 目 编码 031208007001 项 目 名 称 保护 层 йк т? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ей ей 4 h & f 
定额 名 称 数量 管理 费 管理 费 
编号 单位 二 І 
s 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
i 1 
12-4-135| ERABE one | 0.1 | 37.18 | 0.26 32.35 | 3.72 | 0.03 3.24 
护 层 
人 工 单价 小 计 3.72 | 0.03 3.24 
综合 工 日 (安装 
кы 未 计价 材料 r К 14.70 
103 元 / 工 日 < 
清单 项 目 综合 单价 AWA 21.6 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 弄 号 Ой | | 单价 | ак | kabi 
sx, KN 单价 | 合 价 
ү 玻璃 丝 布 0.5 厚 F m | 140 | 10.56 | 14.70 
а аний \ 0.03 
ОГО š 14.73 
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anaa юеш | magh жйштик#йї 系统 
Ñ Ке, 
М”? жаша абпазина 
єй й 定额 ei а t 
定额 名 和 数量 ктт 管理 
РЕ 单位 Arm una nan кон ATA ини nan Dun 
ты да 元 1 402.58 747. 65 350. 24 | 402. 58 747. 65 350. 24 
人 工 单价 小 计 402. 58 747.65 350. 24 
综合 工 日 (安装 ) 
е 未 计价 材料 
清单 项 目 综合 单价 1500.47 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 2. ВН 
材料 费 а 
明细 其 他 材料 费 一 
材料 费 小 计 = 










































定额 编号 项 目 名 称 单位 н Е 计算 公式 
供 干 : (2.5 十 1. 3)( 室 外 进 户 管线 )( 地 沟 内 ) 十 [13 
т" ( 竖 向 总 立 管 ) 十 (6 十 2. 1 十 6 十 1. 2 十 3. 6X 3 十 5.7 一 
0.5)(@D 一 四 轴线 之 间 左 右 方向 管线 ) 十 4. СОЯН 
р Б е ЗИНАТ ВО 十 1.1( 沿 @ 轴 线 左 侧 前 后 管 
916.16 线 ) 十 1. ОТОНА РН ТА Л ЖО] ОВ Е) 
pe 回 干 :[(3. 624—0. 36)( 沿 @ 轴 线 外 墙 左 侧 前 后 管 
线 ) 十 (2.5 十 0.9)( 室 内 出 户 管 管线 )]( 地 沟 内 ) 
ЕИ: AAA 
1. 镀 锌 钢管 DN50 m 68.67 10.15 RAY =68.67(m) 
2. 采暖 室内 钢管 焊接 x 
E DNS т ) тае 
管件 DN50 个 8.79 А 0X67. 66=8. 7904) 
; "SS O 供 干 : [1.6 十 3.6X2 一 0.5)( 沿 轴线 外 墙 右 侧 
\ _ 前 后 管线 ) 十 (5.2 十 3.6X2)( 沿 四 轴线 外 墙 内 侧 左右 
УЕ 管线 ) 十 0.2%2( 供 水 干 管 至 立 管 的 水 平 管线 )]( 地 上 ) 
ШИ омо |, |, O MSTS —0.5+3.6X2+1.2+6+2. 1+6- 
omeo p | 地 上 20.70 УФ нан И ЖЕП ЖЕЙ + 
地 沟 34. 80 
10-2-37 4 X „N 
r SS x |® 
; > 
Еа; 
1. ИЙ DN40 т 56.33 10. 15/1055. 50= 56. 33(m) 
2. 采暖 室内 钢管 焊接 
管件 DN40 КИ 4.72 0.85/10X 55. 50=4. 72( 个 ) 
O 供 干 , [(3.6 一 0.5 十 3.6 十 1.2 十 6 十 2.1 十 6 十 
49.84 1.085 一 0. 4 十 0.75)( 沿 四 轴线 外 墙 左右 管线 ) + (3.6X 
镀 锌 钢管 DN32 其 中 : 3—0. 8+0. 4)( 沿 外 轴线 外 墙 内 侧 前 后 管线 )]( 地 上 ) 
(焊接 连接 ) T | 地 上 33.84 | 回回 干 :[G.6+3.6 十 1.8)( 沿 四 轴线 外 墙 内 侧 前 
地 沟 16. 00 | 后 管线 ) 十 (5.7 十 3.6 一 0.5 十 0.2)( 沿 四 轴线 外 墙 内 
10-2-36 侧 左 右 管线 )]( 地 沟 内 ) 
EH: 
1. 镀 锌 钢管 DN32 m 50.59 10. 15/1049. 84=50. 59(m) 
2. 采暖 室内 钢管 焊接 
管件 DN32 + 4.19 0.84/10X 49. 84=4. 19( 个 ) 

















© 
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定额 编号 项 目 名 称 单位 з ш 计算 公式 


O HF: (3 6 十 1 2)( 沿 人 @ 轴 线 外 墙 内 侧 管线 )( 地 上 ) 
@ FIT; [(5.7—0.5+3.6X3+1.2+0.5)(@~ 
197.45 轿 轴 线 之 间 左 右 方向 管线 ) 十 (3. 6X2 一 1)( 沿 @ 轴 线 


( 续 ) 











镀 锌 钢管 DN25 其 中 ， 右 侧 前 后 管线 )]( 地 沟 内 ) 
(螺纹 连接 ) т | 地 上 171.60 回 立 管 : [(13 十 0.4)X12 十 1. 2X3(6.7.8 号 立 管 
地 沟 25. 85 ”| 数 设 于 三 层 顶板 下 的 水 平 段 )]( 地 上 ) 
We O 立 管 至 供水 干 管 的 水 平 管线 (地 上 ):0.2X12 
O 立 管 至 回 水 干 管 的 水 平 管线 (地 沟 内 ) :0. 212 
ЕМ: 
1. ШЕШ DN25 т 191.53 9.70/10X 197. 45=191. 53(m) 
2. REZAR < 
螺纹 管件 DN25 + 243.06 12. 31/10 ‚ 45= 213. 06( 个 ) 





б sma [3.6—0.06X (20++20)+2]Х2 
性， 18 片 : [3.6—0.06X (18+18)+2]X 2 


Уе Ж 17: [3.6—0. 06X (174-17) +2]X 4 




















8 18 W 16 Т: [3.6—0. 06X (18+16)+2]X 2 
АУР 16 F 14 Ж: [3.6 一 0.06X(16 十 14) 二 2]X2 
48.20 15 片 133; [3.6—0.06X (15+13) +2]X 4 
инто Муш % тїн, 
„X yöt 158—0.06X20+2]X 4 
10 -2-13 X ISHL 8- 0.06X19+2]X2 
| N 18 Ж: [1. 8—0. 06X 18+2]X 6 
< EA 17 ж. [1. 8—0. 06X 17+2]X 20 
Ху! очи 16 Ж. [1. 8—0. 06X 162] х8 
> 15 Ж. [1. 8—0. 06X 15+2]X 10 
е 14 片 : [1. 8—0. 06X 14+2]X 18 
13 Ж: [1. 8—0. 06X 13+2]X 12 
EH: 
1. 镀 锌 钢管 DN20 m 143.75 9.70/10X 148. 20= 143. 75(m) 
2. 采暖 室内 镀 锌 钢管 
螺纹 管件 DN20 ШЕ 185. 84 12. 54/10Х 148. 20=185. 84( 个 ) 
ЖИЕ Н 
散热 器 落地 安装 组 25 20 片 4 组 ;19 片 1 组 ;18 片 6 组 ;17 片 МА 
(20 片 以 内 ) 
EH: 
1. ВАТИ Ek i hy ОР 4 
10 -7-9 | 足 )20 片 
2. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 1 
足 )19 片 组 1.00X 散 热 器 工程 量 
3. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 6 
足 )18 片 
4. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 14 
是 )17 片 




































































定额 编号 项 目 名 称 单位 н Е 计算 公式 
ЖИККЕ 1 
散热 器 落地 安装 组 31 16 片 6 组 ;15 片 7 组 ;14 片 10 组 ;13 片 8 组 
(16 片 以 内 ) 
H: 
1. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 6 
10-7-8 | 足 )16 片 
2. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 7 
足 )15 片 组 1.00X 散 热 器 工程 量 
3. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 10 
DUH ‚ХА 
4. 成 组 铸铁 散热 器 ( 带 8 < 
足 )13 片 
IEMA DN50 £ 2 е Т 
0-5-39| +H. А X KN 
WM DN50 r2 R 1.00x2=2( 个 ) 
1 人 | АК 个 
MN Б ух XN 引入 口 处 
„А < 
йз омо | £ 1 ура 
АА * Go ху 立 管 上 下 端 处 24 4; АНЕ 2 个 
<< y 
10-5-3| фур OD Җ < 
hm DN25 个 26.26 1.01х26=26. 2604) 
САА А DN20 + 56 散热 器 进 水 支管 处 
10-5-33| +H; 
КАЛЫШ DN20 + 56 1.0X56=56( 个 ) 
自动 排 气 阀 DN25 Ar 2 供水 干 管 起 始 端 处 
10-5-30| +, 
AZHAR DN25 4 š 1.0X2=2( 个 ) 
FROAN #10 个 56 
10-5-31| +H; 
手动 放风 闪 $10 个 56.56 1.01X56=56. 56( 个 ) 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 副 2 引入 口 处 
10-5-139| +H; 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN50 片 4 2X2=4( 片 ) 
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( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 н Е 计算 公式 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN40 副 1 引入 口 处 
10-5-138| Фү, 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN40 片 2 2X1=2( 片 ) 
压力 式 温度 计 Е 
(毛细 管 长 2m 以 内 ) * Ç; Ай 
6-1-11 
H: 
捅 座 带 丝 堵 套 2 1.0X2=2( 套 ) 
压力 表 ( 就 地 安装 ) 2 引入 口外 К, 
ав | £h. XK 
6-1-46 ` 
1. 取 源 部 件 套 2 1.0X Хеу 
2. 仪表 接头 套 2 ARTENE) 
管道 支架 制作 r KN _ еы 
ОЧЕН 5kg 以 内 ) kg z 9 1.08X26=28. 08kg( 数 据 来 源 见 工程 概况 ) 
10-11-1 — = — 
Eh: AN 
лоха ‚ме > 20.48 105. йе 08=29. 48(kg) 
27-7 
管道 支架 安 k 
10-11-6 стан ый ЕС" 28.08 pos 28.08(kg)( 同 上 ) 
< 3 镇 锌 钢管 DN25( 立 管 ):2.86/10X[(13 十 0.4) X 
ањ + ao | 12+1.2306.7,8 9 EUR F tak 3 
段 )]( 地 上 )=47.02( 个 ) 
10-11-12 
ЕМ: 
镜 锌 钢管 DN 25 成 品 ы. _ 
+ * 49.37 1. 05X47. 02= 49. 37( 套 ) 
一 般 穿 墙 钢 套 管制 作 Ф 9 Ф DN50 : 立 管 处 4 АЕТ 个 ( 供 干 4. 回 干 3) 
安装 DN50 以 内 © DN40: 横 管 处 8 个 ( 供 干 4、 回 干 4) 
10-11-27 
EH: 
焊接 钢管 DN80 m 0.318X19=6. 04(m) 
zi O DN32: 横 管 处 9 AEF 6, EF 3) 
PARETA + 60 © DN25: 横 管 处 3 个 ( 供 干 1、 回 干 2); 立 管 处 4X 
安装 DN32 以 内 12484 
10-11-26 ү 
ЕМ: 
焊接 钢管 DN50 m 19.08 0. 318X 60=19. 08(m) 

















ДАВИ (预算 ) У 





































( 续 ) 
定额 编号 项 目 名 称 单位 и Е 计算 公式 
s ры £ 16 DN20: 支管 处 8 十 8 二 16( 个 ) 
10-11-25 
主 材 : 
焊接 钢管 DN32 m 5.09 0. 318X 16=5. 09(m) 
148. 2011,5 148. 20X8.45/100=12. 52 
71. 60X 10. 59/100= 18. 17 
MERR m 48.09 33.84X13.32/100=4.51 
к DN50:L=51.5 д 50X18.94/100=9.75 
N50:L= Ç =51. 50X18. =9. 
ЕМ: ⁄ x 
WE kg 3.22 оу а 
женат |, wawas 12-2-2240 ЕТИНИН Ч 
ah m 48.09 J 
第 二 Хал 
12-2-23 RS 
主 材 ， £ 
И kg Sr 0.63/10X48.15=3.03(kg) 












































\л (20X 和 Fig>xol 十 18X6 十 17X14 十 16X6 十 15X7 
热 器 刷 银 粉 漆 一 遍 | m 366.68 
rapim iye 3 j% йз X8) ХО, 412=890X0. 412= 366. 68 
„УХ 
12-2-1382 - — 
=н. 27ү 
ans У / kg N 0.54/10X 366. 68= 19. 8(kg) 
“А , 
a 25. 85m.V=25. 85 X 0, 627/100=0. 162 
Р [ДА ае _ 
Š А . 00т.ү= 16.000. 712/100=0. 114 
М 30mm, 直径 57mm | ms 0.687 
以 内 L=34. 80m.V=34. 80X 0. 769/100=0. 268 
12-4-20 16. 16m.V=16. 16X0. 885/100=0. 143 
EH: Я 
ааа т? 0. 708 1. 03X0. 687= 0. 70803) 
DN25:L=25. 85m, S=25. 85X30. 38/100= 7. 85 
地 沟 内 管道 保温 层 А Suka 6.00m, S=16. 00X33. 11/100= 5. 30 
ë 31.5 
外 缠 玻璃 丝 布 一 道 Ы .80т, S=34. 8034. 96/100=12. 17 
12-4-135 16. 16m, S=16. 1638. 73/100=6. 26 
и m 44.21 14. 0/10X 31. 58=44. 21(т?) 
玻璃 丝 布 Š ` о À 
地 沟 内 管道 布 面 m 31.58 同 定额 编号 12 -4 -135* 地 沟 内 管道 保温 层 外 缠 玻 
CULE a I 璃 丝 布 一 道 "计算 公式 
12-2-180 
ти, kg 16.29 5. 2/10X31. 58=16. 29(kg) 





煤 焦油 沥青 漆 LO1 -17 
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( 续 ) 
定额 编导 项 目 名 称 单位 | и 量 计算 公式 
ан | #йх®Атийй |ы 28.08 同 定额 编号 10 - 11 - 1" 管道 专 架 制作 "计算 公式 
ко kg 28.08 同 定额 编号 10 -11 -1 管道 专 架 制作 "计算 公式 
12-2-55 
£H: I u 
BMD C53-11 kg 0.33 1. 16/100 х 28. 08=0. 33(kg) 
и kg | 28.08 同 定额 编号 10 11>1" 管 道 专 架 制作 "计算 公式 
12 -2-56 六 К 
主 材 ， по 
енин | 0.27 0.95/ MG 27(kg) 
, w 
TEZRMERDRE| | ово Sk 10 -11 -1 管道 专制 人 "计算 公 趟 
— Ñ „М! 
12-2-60 RS 
EH: е, 
ss: kg v< 0. 33/100X 28. 08= 0. 09(kg) 
was т ` x 
ЕНИН УУ ssos Fee 
12-2-61 Es J X 
kh 3 A A kg . 08- АКУ 08=0.08(kg) 
ume ZOL К, 
了 


